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Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημόσιων έργων 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφοι 6 
και 7 του Συντάγματος, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
που αφορά στην κατασκευή των δημάσιων έργων, άπως 
καταρτίσθηκε απά την Ειδική Νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή, η οποία συστάθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), άπως 
αντικαταστάθηκε απά το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ' του 
V. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α'), με την αριθμ. Λ17α/01/8/Φ.Ν 
433/17.1.2003 κοινή απάφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Λη- 
μάσιων'Εργων και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 36 Β') και συγκρο¬ 
τήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημάσιων Έργων (ΦΕΚ 164 Β'), της οποίας το κεί¬ 
μενο έχει ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΡΟΣ I 

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ ' 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής -Έννοιες - Γενικές Αρχές 

1. Οι διατάξεις του παράντος Κώδικα εφαρμόζονται σε 
όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται 
από τους φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, είναι δυ¬ 
νατόν έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από 
νομικά πράσωπα ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέ¬ 
ων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 


2. Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώ¬ 
ρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού 
συνάλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγι¬ 
κών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, 
στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιάτητας ζωής του λαού. Τα δημάσια 
έργα εντάσσονται στο γενικά πλαίσιο της κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν 
επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού. 

3. Από τεχνική άποψη δημάσια έργα είναι όλα τα έργα 
που εκτελούν οι φορείς της παρ.1 και συνδέονται με 
οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον 
υποθαλάσσιο χώρο, άπως και τα πλωτά τμήματα των 
τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή 
ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η 
οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και 
κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική 
γνώση και επέμβαση. 

4. Με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθιερώ¬ 
νονται: 

α) Ενιαίοι κανόνες για την κατασκευή όλων των δη¬ 
μοσίων έργων. 

β) Ο κοινωνικός έλεγχος με τον οποίο εξασφαλίζεται 
η διαφάνεια των διαδικασιών, η άρτια εκτέλεση των 
έργων και η προστασία του περιβάλλοντος. Ως κοινω¬ 
νικός έλεγχος νοείται η θεσμοθετημένη συμμετοχή στις 
σχετικές διαδικασίες των εκπροσώπων των φορέων, 
των ΟΤΑ και άλλων κοινωνικών φορέων. 

γ) Η ανάδειξη της Γενικής Γραμματείας Δημάσιων 
Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και ΔημάσιωνΈργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) σε κρατικά 
επιτελικό φορέα στον τομέα υλοποίησης των Δημόσιων 
Έργων και στην εποπτεία της όλης κατασκευαστικής 
δραστηριότητας της χώρας. 

δ) Ορθολογικό πλαίσιο για την οργάνωση, ανάπτυξη 
και εξέλιξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων που ανα¬ 
λαμβάνουν την κατασκευή των έργων. 

5. Τα έργα προγραμματίζονται σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες διατάξεις και ορίζεται για κάθε έργο ή ομάδα έργων, 
το ύψος και η πηγή προέλευσης των πιστώσεων για τη 
χρηματοδάτηση της κατασκευής. 

6. Με προεδρικά διάταγμα (π.δ.) η εφαρμογή του Κώ¬ 
δικα αυτού μπορεί να επεκταθεί εν άλω ή εν μέρει, και 
στα έργα γεωργικών συνεταιρισμών ή συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις 
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οποίες συμμετέχει ο δημόσιος τομέας ή νοσηλευτικών 
και γενικά κοινωφελών ιδρυμάτων που δεν ανήκουν στο 
δημόσιο τομέα. Με όμοιο π.δ. στις περιπτώσεις ιδιωτι¬ 
κών έργων που επιχορηγούνται από το δημόσιο τομέα 
μπορεί να καθορισθεί η μερική εφαρμογή διατάξεων 
του Κώδικα αυτού για τη χρησιμοποίηση επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στο μητρώο του άρθρου 92 του παρά- 
ντος, τον ποιοτικό έλεγχο και τις χρησιμοποιούμενες 
προδιαγραφές. 

7. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα οι παρα¬ 
κάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία: 

α) «Εργσδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το Δη¬ 
μόσιο ή άλλο νομικά πράσωπο του δημοσίου τομέα 
για λογαριασμέ τσυ οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή 
κατασκευάζεται το έργο. 

β) «Φορέας κατασκευής τσυ έργου» είναι η αρμόδια 
αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του 
έργου. 

γ) «Προϊσταμένη αρχή» ή «Εποπτεύσυσα Αρχή» είναι, 
η αρχή ή υπηρεσία ή όργανα του φορέα κατασκευής 
τσυ έργσυ που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως 
αποφασίζει για κάθε μεταβολή των άρων της σύμβασης 
ή άλλων στοιχείων αυτής, άπου αυτά ορίζεται στον 
παράντα Κώδικα. 

δ) «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπσυσα Υπηρε¬ 
σία» είναι η τεχνική υπηρεσία τσυ φσρέα κατασκευής 
τσυ έργου που είναι αρμάδια για την παρακολούθηση, 
έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής τσυ έργσυ. 

ε) «Τεχνικά Συμβούλιο» είναι το συλλογικά όργανο του 
φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί στα 
θέματα πσυ ορίζει ο Κώδικας αυτός. 

στ) «Ανάδσχος Εργσλήπτης» ή «Ανάδοχος» είναι η 
εργοληπτική επιχείρηση στην σποία έχει ανατεθεί με 
σύμβαση η κατασκευή τσυ έργου. 

ζ) «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ τσυ 
εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του 
αναδόχου για την κατασκευή τσυ έργου, καθώς και όλα 
τα σχετικά τεύχη, σχέδια και πρσδιαγραφές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Άρθρο 2 

Γ ενικές Διατάξεις 

1. Τα δημόσια έργα κατασκευάζσνται με βάση τη σχε¬ 
τική μελέτη: 

α) Από ειδικευμένες εργσληπτικές επιχειρήσεις, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 92 του παράντος. 

β) Από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτε¬ 
πιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας και 
προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση 
πρσσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του 
έργου. 

2. Η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη 
κατασκευής του έργου αποφασίζει για τσν τρόπο κατα¬ 
σκευής σύμφωνα με την παράγραφο και τα άρθρα 3 και 
4 του παρόντος. Η απόφαση αυτή μπορεί να λαμβάνεται 
για κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που 
αφορούν ορισμένη χρονική περίοδο. Η έγκριση διεξαγω¬ 
γής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής 
τσυ έργσυ με εργσληπτική επιχείρηση. 


Άρθρο 3 

Τράποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης 

Τρόπσι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για 
την κατασκευή του έργου είναι: 

α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην σποία λαμβάνουν μέ¬ 
ρος και υποβάλλουν προσφορές άλοι άσοι έχουν τα 
νάμιμα προσάντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. 
Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής. 

β) Η δημοπρασία με πρσεπιλαγή, εφαρμόζεται κυρίως 
σε έργα μεγάλης σπσυδαιάτητας ή εξειδικευμένα και 
διεξάγεται σύμφωνα με τα σριζάμενα στα άρθρο 23 
του παρόντος. 

γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμάς μεταξύ πε¬ 
ριορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, η σποία αποτελεί εξαιρετική διαδικασία 
και εφαρμόζεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. 

δ) Ο πρόχειρος διαγωνισμός και η προφορική δημο¬ 
πρασία που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
29 του παρόντος. 

Άρθρο 4 

Συστήματα υπσβσλής πρσσφορών 

Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση καθορίζει το σύστη¬ 
μα υποβσλής των προσφορών. Συστήματα υπσβολής 
πρσσφορών είναι: 

α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε 
συμπληρωμένσ τιμολόγιο της υπηρεσίας. 

β) Η προσφσρά επιμέρους ποσσστών έκπτωσης κατά 
αμάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολάγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλάτητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 

γ) Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτσύ τιμολογίου που 
μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές 
τιμές ή κατ’ αποκοπή τιμή. 

δ) Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατα¬ 
σκευή με κατ’ απσκοπή εργσλαβικό αντάλλαγμα για τσ 
έργο ολάκληρο ή κατά τμήματα. Στο σύστημα αυτά αξι- 
σλσγείται πρώτα η πσιάτητα της προσφσράς (μελέτη) 
και στη συνέχεια εξετάζεται η σικσνσμική πρσσφορά. 

ε) Η μειοδοσία μάνα πάνω στα πσσοστά οφέλους για 
εκτέλεση απολογιστικών εργασιών. 

στ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του 
εργοδάτη με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ 
αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών. 

ζ) Η πρσσφσρά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική 
αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη λειτσυργία ή 
εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχάν ανταλλάγματα 
έναντι της κατασκευής του έργου. 

Τα συστήματα αυτά μπορσύν να εφαρμοσθούν και 
σε συνδυασμό μεταξύ τσυς στη δημοπρασία τσυ ίδισυ 
έργου. 

Άρθρο 5 

Σύστημα προσφσράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

1. Τσ σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστά έκπτω¬ 
σης εφαρμάζεται μόνσ σε έργα που η προμέτρηση των 
εργασιών είναι δύσκσλη ή αδύνατη, άπως είναι ιδίως τα 
έργα συντηρήσεων, βελτιώσεων και ανακαινίσεων και ο 
προϋπσλογισμάς υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο μέχρι του οποίου γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις πρώτης τάξης τσυ Μητρώου Εμπειρίας 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). 
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2. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις 
τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Αν η υπηρεσία 
δεν χορηγήσει έντυπο προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι 
τη συντάσσουν σε δικό τους έγγραφο. 

Άρθρο 6 

Σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης 

1. Το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών εφαρμόζεται ιδίως όταν εί¬ 
ναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας με τις οποίες 
θα καταρτισθεί η σύμβαση. 

2. Στους ενδιαφερόμενους χορηγείται από την υπη¬ 
ρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό έντυπο προσφοράς 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών ερ¬ 
γασιών, που συμπληρώνεται από τους διαγωνιζόμενους 
σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό (%). Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες 
ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι 
μηδενική ή αρνητική, με την προϋπόθεση ότι η συνολική 
έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση 
δεν ισχύει αν το ορίζει ρητά η διακήρυξη. 

4. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρί¬ 
σκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. Για τον έλεγχο 
της ομαλότητας υπολογίζεται από την επιτροπή διαγω¬ 
νισμού για κάθε μειοδότη το συνολικό ύψος προϋπολο¬ 
γισμού προσφοράς που διαμορφώνεται μετά την αφαί¬ 
ρεση από κάθε ομάδα εργασιών ποσού που αντιστοιχεί 
στην έκπτωση που προσφέρθηκε. Από τη σύγκριση του 
προϋπολογισμού προσφοράς προς τον αρχικό προϋπο¬ 
λογισμό της υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 
κονδύλια για τα απρόβλεπτα, προκύπτει η μέση έκπτω¬ 
ση επί τοις εκατό Εμ του υπόψη μειοδότη. Ομαλή είναι η 
προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης 
Εί δεν είναι μικρότερο από 1,10Εμ-10% ούτε μεγαλύτερο 
από 0,90Εμ-ΐ-10%. 

5. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της 
προηγούμενης παραγράφου είναι απαράδεκτη. Κατ’ 
εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης 
προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1- 
Εμ) και αφορούν ομάδα ή ομάδες εργασιών που αθροι¬ 
στικά η αξία τους στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας 
δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) και προκειμένου 
να γίνει η κατακύρωση της δημοπρασίας, η προσφορά 
ομαλοποιείται με αύξηση στο κατώτερο όριο ομαλότη¬ 
τας της παραγράφου 4 όλων των ποσοστών έκπτωσης 
που υπολείπονται από αυτό και η σύμβαση θεωρείται 
καταρτισμένη με τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα 
ποσά, όπως διορθώνονται από την επιτροπή διαγω¬ 
νισμού. Τα επιμέρους ποσοστά που είναι μεγαλύτερα 
από το ανώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται στην 
καταρτιζόμενη σύμβαση. 

Άρθρο 7 

Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου 

1. Το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
ανοιχτού τιμολογίου μπορεί να εφαρμόζεται σε έργα 
ανεξάρτητα από προϋπολογισμό όταν οι ποσότητες των 


εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατι¬ 
κών σφαλμάτων και δεν αναμένονται κατασκευαστικές 
αποκλίσεις. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του τιμολογίου 
μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκλη¬ 
ρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ 
αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για 
όλο το έργο. 

2. Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται από την υπη¬ 
ρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό: 

α) Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της υπηρεσίας, 
στο οποίο όμως οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες. 

β) Προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό 
της υπηρεσίας στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα 
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το 
κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες συμπληρώνεται από 
την υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 57 του παρόντος. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές, συμπληρώ¬ 
νοντας το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό 
με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές χωρίς όμως 
καμία δέσμευση ομαλότητας. Συμπληρώνουν ακόμα τα 
γινόμενα των ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επιμέρους 
και το γενικό άθροισμα, το ποσό για γενικά έξοδα και 
όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφό¬ 
μενου στο έντυπο ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά 
και το συνολικό άθροισμα του προϋπολογισμού προ¬ 
σφοράς. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο συμπληρώνονται 
ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Τυχόν αριθμητική 
αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών του 
προϋπολογισμού και των τιμών του τιμολογίου, ο προϋ¬ 
πολογισμός διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές 
του τιμολογίου. Επίσης διορθώνονται τυχόν σφάλματα 
στα γινόμενα και τα αθροίσματα του προϋπολογισμού, ο 
οποίος ισχύει όπως δισρθώθηκε. Αν υπάρχσυν διαφορές 
τιμών ή λάθη σε μεγάλη κλίμακα, μπορεί η προσφορά 
να κριθεί απαράδεκτη. 

4. Η τεκμαρτή έκπτωση στο σύστημα αυτό πρσκύπτει 
από τη σύγκριση του προϋπολογισμού προσφοράς με 
τον προϋπολογισμό υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα. 

Άρθρο 8 

Σύστημα πρσσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη 
και κατασκευή 

1. Γ ια την επιλογή του συστήματος προσφοράς που 
περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή απαιτείται προη¬ 
γούμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη ταυ 
Συμβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε. τσυ Υπσυργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

Τσ σύστημα πρσσφοράς μελέτης και κατασκευής 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έργων που επιδέχονται 
ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτο¬ 
νται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώμα¬ 
τα ή στα έργα με ιδιομσρφίες ως προς τον τρόπο και 
τις φάσεις κατασκευής τσυς ή αν κρίνεται σκόπιμσς ο 
συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης 
υπάρχουσας μελέτης της Υπηρεσίας με την κατασκευή 
ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλσγή του συ¬ 
στήματος προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και 
κατασκευή πέρα από τα οριζόμενα στην προηγσύμενη 
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παράγραφο, είναι η ύπαρξη εγκεκριμένης προμελέτης 
και οικονομοτεχνικής μελέτης της υπηρεσίας για τον 
καθορισμό του προϋπολογισμού υπηρεσίας. Τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων 
«Κανονισμό Μελετών Έργου» και «Πρότυπα Κατασκευ¬ 
ής Έργου», τα οποία συντάσσονται ειδικά για το προς 
δημοπράτηση έργο ή υπάρχουν και εφαρμόστηκαν σε 
παρόμοια έργα. 

Μετά την έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης της 
υπηρεσίας και προ της έγκρισης της προμελέτης προ¬ 
ηγείται η εκπόνηση όλων των αναγκαίων καλούμενων 
«υποστηρικτικών μελετών», όπως π.χ. είναι οι μελέτες 
των συνθηκών του έργου και όλες οι απαραίτητες πρά¬ 
ξεις ή αποφάσεις που επιτρέπουν την ακώλυτη εφαρμο¬ 
γή της σύμβασης, όπως π.χ. αδειοδοτήσεις συναρμόδιων 
φορέων. 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στη δημοπρασία του¬ 
λάχιστον προμελέτη όλων των απαραίτητων έργων 
ή οριστική μελέτη προκειμένου για κτιριακά έργα. Οι 
μελετητές όλων των διαγωνιζομένων πρέπει να έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία για τα πτυχία μελετητών και γραφείων με¬ 
λετών ή ισοδύναμη εμπειρία προκειμένου για ευρωπαϊκά 
γραφεία μελετών με έδρα εκτός Ελλάδας. 

3. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού μπορεί 
με τη διακήρυξη να ζητείται από τους διαγωνιζόμενους, 
εκτός από την οικονομική τους προσφορά, η συμπλή¬ 
ρωση ή σύνταξη μελετών, ο προσδιορισμός τεχνολο¬ 
γικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους 
στοιχείων του έργου ή η υποβολή προτάσεων - λύσεων 
σε δεδομένσ τεχνικό πρόβλημα ή σ καθορισμός της 
πρσθεσμίας για την αποπεράτωση κατασκευής του 
έργου σε συνδυασμό με τα λειτουργικά έξοδα και την 
αποδοτικότητα της επένδυσης. Τα ανωτέρω ζητούμενα 
προσαρμόζονται στο αντικείμενο της κάθε σύμβασης. 

4. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολα¬ 
βικό αντάλλαγμα κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο 
ή για τμήματα του έργου. Με τη διακήρυξη μπορεί να 
ζητείται και συμπλήρωση τιμολογίου από το διαγωνι- 
ζόμενο, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός προετοι¬ 
μασίας της οικονομικής προσφοράς ή να αποτιμηθούν 
τυχόν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα προκόψουν 
από απρόβλεπτες περιστάσεις ή θα ζητηθούν από την 
υπηρεσία. 

5. Για την ανάδειξη του αναδόχου, κατά το σύστημα 
του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη οι οικονο¬ 
μικές προσφορές σε συνδυασμό με την αξιολόγηση 
των τεχνικών προσφορών. Η επιτροπή διαγωνισμού κατ’ 
αρχήν ελέγχει κατά πόσον οι τεχνικές προσφορές τη¬ 
ρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με 
τα συμβατικά τεύχη και ανακοινώνει το αποτέλεσμα 
με πρακτικό στο οποίο αποφασίζει ποιες προσφορές 
γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Το πρακτικό 
αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους. Κατά του 
ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) 
ημερών από την ανακοίνωσή του. Μετά την εκδίκαση 
των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από την επι¬ 
τροπή διαγωνισμού και συντάσσεται νέο πρακτικό που 
ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους πριν ανοιχθούν 
οι οικονομικές προσφορές. Κατά του πρακτικού αυ¬ 
τού χωρούν επίσης ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών 
από της ανακοινώσεώς του στους διαγωνιζόμενους. 


Τα κριτήρια της αξιολόγησης και ο βαθμός επιρροής 
τους στην επιδιωκόμενη βέλτιστη ποιότητα ορίζονται 
πάντοτε στη διακήρυξη. Οι κρινόμενες μελέτες βαθ¬ 
μολογούνται πάντοτε με εκατονταβάθμια βαθμολογία 
και καθορίζεται η ελάχιστη επιτρεπόμενη αποδεκτή 
βαθμολογία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από το εβδομήντα (70). 

Ελάχιστη βαθμολογία μπορεί να ορίζεται και για κρι¬ 
τήριο ή κριτήρια που επηρεάζουν σημαντικά την όλη 
πσιότητα της τεχνικής προσφσράς. Προσφορά που 
βαθμολογείται κάτω από την ελάχιστη συνολική επι¬ 
τρεπόμενη βαθμολογία απορρίπτεται. Αν ορίζεται στη 
διακήρυξη, το ίδιο ισχύει και αν κριτήρια ή κριτήρια 
βαθμολογήθηκαν κάτω από την ελάχιστη βαθμολογία 
που καθορίστηκε στο κριτήριο ή στα κριτήρια αυτά. 

Θέσπιση κριτηρίου ή υποκριτηρίου για την εμπειρία 
τόσο του μελετητή του διαγωνιζόμενου όσο και αυτού 
τούτου του διαγωνιζόμενου σε περίπτωση διαγωνισμού 
ανοιχτής διαδικασίας απαγορεύεται. Όταν το κύριο αντι¬ 
κείμενο της τεχνικής προσφοράς είναι η μελέτη του 
διαγωνιζόμενου, η συνολική βαθμολογία τυχόν κριτη¬ 
ρίων που αφορούν σε άλλες απαιτήσεις δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 15/100. 

6. Σε κάθε υποβαλλόμενη προσφορά αντιστοιχεί η 
ανηγμένη προσφορά της που προκύπτει ως συνάρτη¬ 
ση της οικονομικής προσφοράς (Π) και της συνολικής 
βαθμολογίας (Β), δηλαδή ισχύει Πα=φ(Π, Β) όπου Πα η 
ανηγμένη προσφορά. Προσωρινή μειοδότρια ή βέλτιστη 
προσφορά είναι η ελάχιστη από τις Πα. 

Για την εξεύρεση του τύπου της Πα, ο οποίος ορίζεται 
στη διακήρυξη, καθορίζεται σε κάθε περίπτωση έργου 
το τμήμα της Π που επηρεάζεται από την επιδιωκόμενη 
ποιότητα της τεχνικής προσφοράς και το υπόλοιπο τμή¬ 
μα της Π στο οποίο δεν επιδρά η τεχνική αξιολόγηση. 

Αν 0=ρ.π όπου ρ είναι το υπόλοιπο τμήμα της Π, το 
μη επηρεαζόμενο από την τεχνική αξιολόγηση και όταν 
ρ<1,0, τότε το πρώτο τμήμα της Π είναι (Ι-ρ).Π και σε 
αυτό επιδρά η βαθμολογία Β/100. 

Διαμορφώνεται έτσι ο γενικός τύπος της Πα που εί¬ 
ναι: 

(1-ρ) X Π 

Πα = - -ΐ-ρχΠ = ΚχΠ 

Β 

ϊόό 

όπου 

(1-ρ) X 100 

Κ = - Η- ρ 

Β 

Για τιμές του ρ ίσες προς 0,00 ή 0,05 ή 0,10 ή 0,15 
κ.λπ. προκύπτουν διάφοροι τύποι της Πα. Η τιμή του ρ 
ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη και αιτιολογείται συ¬ 
νοπτικά. Γ ια να είναι επιλέξιμο το σύστημα προσφοράς 
μελέτης και κατασκευής και να ισχύουν τα ανωτέρω, 
πρέπει ρ < 0,40. 

Ο διαιρέτης Β/100 που επιδρά στο τμήμα (Ι-ρ).Π απα¬ 
γορεύεται να εμφανίζεται με «δύναμη», μεγαλύτερη της 
πρώτης. Αν στη συνάρτηση Πα=φ(Π.Β), επιδιώκεται η 
ενίσχυση της επιρροής της Π μπορεί να τίθεται ως 
διαιρέτης του (Ι-ρ).Π, ο (Β/100) 0,5 οπότε. 
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(1-ρ) X 10 

Κ = - + ρ 

λ/β 


και προκύπτουν αντίστοιχοι τύποι για την Πα. 

7. Όταν το σύστημα προσφοράς μελέτης-κατασκευής 
συνδυάζεται με άλλο ή άλλα συστήματα προσφοράς και 
στο σύστημα μελέτης-κατασκευής αντιστσιχεί τμήμα 
που υπερβαίνει το ήμισυ του προϋπολογισμού υπηρε¬ 
σίας, θεωρσυμένσυ άτι περιλαμβάνει τη δαπάνη των 
εργασιών (με τα γενικά έξοδα και το άφελος της επι¬ 
χείρησης) και τις απράβλεπτες δαπάνες (απράβλεπτα), 
για να είναι σμαλή η συνολική προσφορά πρέπει για τον 
προϋπολογισμέ προσφοράς των τμημάτων του προϋπο¬ 
λογισμού Υπηρεσίας που αντιστοιχούν στο άλλο ή στα 
άλλα συστήματα προσφοράς, να ισχύει η σχέση: 

0,90.(Π.Υ).(1-εμ) < Π.Π.> < 1,10.(Π.Υ).(1-εμ) άπου, 

Π.Υ. είναι σ πρσϋπσλσγισμάς υπηρεσίας ταυ κάθε 
άλλου τμήματος του συνολικού προϋπολογισμού υπη¬ 
ρεσίας, εκτάς απά αυτά που αντιστοιχεί στο σύστημα 
προσφοράς μελέτης-κατασκευής. 

Π.Π. είναι σ προϋπσλσγισμάς προσφσράς πσυ αντι¬ 
στοιχεί στον ανωτέρω Π.Υ. και εμ είναι η μέση έκπτωση 
επί τσις εκατά (%) που προκύπτει απά τη σύγκριση 
τσυ συνολικσύ πρσϋπσλογισμσύ πρσσφοράς προς το 
συνολικά προϋπολογισμέ υπηρεσίας. 

Για την εξεύρεση του συνολικού προϋπολογισμού προ¬ 
σφοράς, για το τμήμα που αντιστοιχεί στο σύστημα 
προσφοράς μελέτης-κατασκευής τίθεται η αντίστοιχη 
Πα. 

Αν έστω και σε ένα απά τα άλλα τμήματα τσυ προϋ- 
πολσγισμού υπηρεσίας, ο αντίστσιχσς προϋπσλογισμάς 
πρσσφοράς δεν πληροί την ανωτέρω σχέση η συνσλική 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Όταν το σύστημα πρσσφοράς μελέτης-κατασκευής 
συνδυάζεται με άλλο ή άλλα συστήματα προσφοράς 
και στο σύστημα μελέτης-κατασκευής αντιστοιχεί τμή¬ 
μα που υπολείπεται του ημίσεως του προϋπολογισμού 
υπηρεσίας, θεωρσυμένσυ, άπως στην προηγσύμενη 
παράγραφο, για να είναι ομαλές ο προϋπολογισμάς 
προσφοράς, που αντιστοιχεί στο τμήμα με το σύστημα 
προσφοράς μελέτης-κατασκευής, εφαρμόζεται ανάλογα 
η σχέση της προηγούμενης παραγράφου με την επι¬ 
σήμανση ότι ως Π.Π. νοείται η Πα και ως Π.Υ. τίθεται 
ο προϋπολογισμός υπηρεσίας του τμήματος με το σύ¬ 
στημα προσφοράς μελέτης-κατασκευής. Αν στο άλλο 
σύστημα προσφοράς εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του παρόντος, οι εκπτώσεις Ε% προκύπτουν 
από τη σύγκριση των αντίστοιχων προϋπολογισμών 
προσφορών προς τον προϋπολογισμό υπηρεσίας του 
τμήματος που υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού υπηρεσίας. 

Αν δεν πληρούται η σχέση της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου για το τμήμα του προϋπολογισμού υπηρεσίας 
που αντιστοιχεί στο σύστημα προσφσράς μελέτης-κα¬ 
τασκευής η συνολική προσφορά απορρίπτεται. 

9. Όταν συνδυάζονται περισσότερα από ένα συστή¬ 
ματα πρσσφσράς υπάρχουν και περισσότεροι από ένας 
σφραγισμένοι φάκελοι των αντίστοιχων μερικών οικονο¬ 
μικών προσφορών. Όσο διαρκεί η εξέταση της μερικής 


πρσσφοράς που αντιστοιχεί στο κύριο σύστημα προ¬ 
σφοράς, δηλαδή αυτό στο οποίο αντιστοιχεί τμήμα που 
υπερβαίνει το ήμισυ του προϋπολογισμού Υπηρεσίας η 
άλλη μερική προσφορά παραμένει σφραγισμένη. 

Άρθρο 9 

Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους 
απολογιστικών εργασιών 

1. Το σύστημα μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό 
οφέλους για εκτέλεση απσλσγιστικών εργασιών εφαρ¬ 
μόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμο¬ 
λογηθούν, σε δσκιμαστικές εργασίες και έρευνες, σε 
περιπτώσεις συνέχισης εργσλαβιών μετά από έκπτωση 
τσυ αρχικσύ αναδόχσυ ή για συγκεκριμένα τμήμα του 
έργου, που έχει τις παραπάνω ιδιαιτερότητες. Η διακή¬ 
ρυξη προβλέπει το συνολικό ύψος προϋπολογισμού των 
δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία (σχέδια, περιγραφές 
κ.λπ.) που θα δοθούν στους ενδιαφερομένους. 

2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του ανα- 
δόχου απολογιστικών εργασιών, ορίζεται σε δεκασχτώ 
επί τοις εκατό (18%) και εφαρμόζεται στο σύνολο των 
δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του 
εργοδότη, όπως στις προμήθειες υλικών, μισθωμάτων 
μηχανημάτων, καυσίμων και λιπαντικών, αξίας μισθών 
και ημερομισθίων, λοιπών αποζημιώσεων και ασφαλιστι¬ 
κών εισφορών των εργαζομένων και κάθε είδους κρατή¬ 
σεων και υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. 

3. Όι διαγωνιζόμενσι υποψήφισι προσφέρουν έκπτωση 
εκφραζόμενη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), 
επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους 
του αναδόχου. 

Άρθρο 10 

Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων 
με αντιπαρσχή 

1. Το σύστημα προσφσράς για την αξισπσίηση ακι¬ 
νήτων του εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής 
ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων 
ιδιοκτησιών, εφαρμόζεται όταν ο κύριος του έργου απο¬ 
φασίζει την σικοδόμηση ακινήτων του με το σύστημα 
αυτό. Ό ανάδοχος στην περίπτωση αυτή θα λάβει ως 
εργολαβικό αντάλλαγμα ποσοστό εξ αδιαιρέτσυ τσυ 
ακινήτσυ και τις αντίστσιχες διηρημένες ιδιοκτησίες. 

2. Η δημοπράτηση γίνεται με βάση ιδίως τη μελέτη 
τσυ έργου που θα κατασκευαστεί και τα σχέδια συμβο¬ 
λαίου οροφοκτησίας, κανονισμού λειτουργίας, πινάκων 
ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανομών των κοινόχρη¬ 
στων δαπανών ή δαπανών για τα κοινόκτητα πράγματα, 
πρσσυμφώνων σταδιακής μεταβίβασης ποσοστών του 
οικοπέδου ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και σι 
διαγωνιζόμενσι προσφέρουν τα σχετικά ποσσστά συνι- 
δισκτησίας και διηρημένες ιδισκτησίες, όπως ειδικότερα 
ορίζεται με τη διακήρυξη. 

3. Αν αποφασισθεί η εφαρμογή του συστήματος αξι¬ 
οποίησης ακινήτσυ με μελέτη των διαγωνιζσμένων, 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 8 του 
παρόντος. 

Άρθρο 11 

Προσφορά που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα 

1. Το σύστημα της πρσσφοράς που περιλαμβάνει τη 
μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα 
τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυ¬ 
χόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής του έργου. 
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εφαρμόζεται όταν ο κύριος του έργου προκειμένου να 
πραγματοποιήσει την κατασκευή, κρίνει σκόπιμη την 
παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγματος εκτός 
από πλήρη χρηματική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων. 
Τέτοια ανταλλάγματα μπορεί να είναι η παραχώρη¬ 
ση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης τσυ έργσυ για 
ορισμένη χρονική περίοδο, η αντιπαροχή γεωργικών ή 
μεταλλευτικών ή βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών 
και άλλα. 

2. Κατά την εφαρμογή του συστήματος, η διακήρυ¬ 
ξη ορίζει το είδος και την έκταση των διατιθεμένων 
ανταλλαγμάτων και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει 
την αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθμολόγηση 
τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονομι¬ 
κών, όπως και τον τρόπο αναζήτησης της βέλτιστης 
προσφοράς. Για την ανάδειξη του αναδόχου εφαρμό¬ 
ζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 
του άρθρου 8 του παρόντος. 

Άρθρο 12 

Εκτέλεση δημοσίων έργων με το σύστημα 
της αντιπαροχής 

1. Η εκτέλεση των δημοσίων έργων, με το σύστημα 
της αντιπαροχής του άρθρου 10 ή της παροχής άλλων 
ανταλλαγμάτων του άρθρου 11, καθώς και η εκτέλεση 
οποιουδήποτε άλλου δημοσίου έργου με χρηματοδότη¬ 
ση τρίτων κατά ποσοστό πάνω από πενήντα τσις εκατό 
(50%) διέπεται από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων 
με την επιφύλαξη των παρακάτω ρυθμίσεων, ανάλογα 
με το εκτελούμενο έργο. 

α) Σε περίπτωση υπερημερίας του κυρίου του έργου 
ή του φορέα κατασκευής αυτού ως προς την εκπλή¬ 
ρωση των υποχρεώσεών του ή σε περίπτωση υπαίτιας 
ή ανυπαίτιας αδυναμίας αυτού, ο ανάδοχος έχει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

β) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών πέραν των 
δεκαπέντε (15) ημερών από γεγονός για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε δικαιούται αυτός να ζητήσει 
αποζημίωση για τη ζημία, που υπέστη από τη διακοπή 
αυτή στο υπόψη έργο. Σε περίπτωση, όμως, που η διακο¬ 
πή αυτή διαρκέσει για συνεχές χρονικό διάστημα μεγα¬ 
λύτερο των τριών (3) μηνών, τότε ο ανάδοχος δικαιούται 
επιπλέον να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. 

γ) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ασκήσει το παρε¬ 
χόμενο σε αυτόν από το νόμο δικαίωμα να ζητήσει τη 
διάλυση της σύμβασης, δικαιούται να ζητήσει και απο¬ 
ζημίωση για την τυχόν ζημία του από τη μη εκπλήρωση 
της σύμβασης. 

δ) Ο κύριος του έργου και ο φορέας κατασκευής αυ¬ 
τού δεν έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν ή διαλύ- 
σουν τη σύμβαση εργολαβίας χωρίς σπουδαίο λόγο, ο 
οποίος κρίνεται ως τέτοιος μετά από γνώμη του Συμ¬ 
βουλίου Δημόσιων Έργων. Εάν ο λόγος αυτός αφορά 
γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε 
αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. Σε περίπτω¬ 
ση, όμως, που η σύμβαση αφσρά περισσότερες από 
μία διαφαρετικές και αυτοτελείς κατασκευές, μπορεί 
να συνομολογηθεί ότι ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής αυτού έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν 
ή διαλύσουν τη σύμβαση ως προς μία ή περισσότερες 
αυτοτελείς και διαφορετικές κατασκευές, μέχρι ορισμέ¬ 
νη προθεσμία και πάντως πριν από το συμβατικό χρόνο 


έναρξης εργασιών επί των αυτοτελών και διαφορετικών 
αυτών κατασκευών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 
θα καθορισθεί με νέα απόφαση, μετά από γνώμη του 
Συμβουλίου ΔημόσιωνΈργων, τόσο ο τρόπος αναπροσ- 
διορισμού του εργολαβικού ανταλλάγματος όσο και η 
αναπροσαρμογή της σύμβασης. 

ε) Η μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η παρα¬ 
χώρηση δικαιωμάτων επ’ αυτών στον ανάδοχο γίνεται 
σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των ερ¬ 
γασιών. Μπορεί, όμως, με τη σύμβαση να συμφωνηθεί η 
πρόωρη μεταβίβαση οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η πρόωρη 
παραχώρηση δικαιωμάτων επ’ αυτών του επόμενου στα¬ 
δίου με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
του αναδόχου, η οποία θα αποδίδεται σε αυτόν με την 
περάτωση του σταδίου εκείνου των εργασιών που θε¬ 
μελιώνει το δικαίωμά του για τη γενόμενη μεταβίβαση 
ή παραχώρηση, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. 

στ) Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου θα γίνεται 
επιμέτρηση των εργασιών, που έχει εκτελέσει αυτός, θα 
καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
ως και οι εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν τυχόν 
δοθεί, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ε', θα 
υπολογίζεται η ζημία, που υφίσταται ο κύριος του έργου 
και θα γίνεται εκκαθάριση της εργολαβίας. Ο τρόπος 
επιμέτρησης των εργασιών, που εκτέλεσε ο ανάδοχος, ο 
τρόπος υπολογισμού της ζημίας του κυρίου του έργου, 
ο τρόπος εκκαθάρισης της εργολαβίας και ο τρόπος 
πληρωμής των ποσών, που τυχόν δικαιούται ο ανάδοχος, 
καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Ο τρόπος και η δια¬ 
δικασία ολοκλήρωσης του ημιτελούς έργου εναπόκειται 
στην κρίση του κυρίου του έργου. 

ζ) Γ ια την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από 
τη σύμβαση εργολαβίας ή εξ αφορμής αυτής, δύναται 
να συνομολογηθεί συμφωνία διεθνούς ή εσωτερικής 
διαιτησίας, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων, το ανωτέρω ποσοστό της παραγράφου 1 
μπορεί να ορίζεται για έργα συγκοινωνιακά κατώτερο 
του πενήντα τοις εκατό (50%) εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων της άνω παραγράφου. 

3. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης και εκμε¬ 
τάλλευσης του κατασκευασθέντος έργου ή συσταθει- 
σών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών στον ανάδοχο, 
η παραχώρηση αυτή θα διέπεται από τους συμβατικούς 
όρους και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος άρθρου και του Αστικού Κώδικα. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης παραχώρησης, που θα ορίζει η σχετική 
διακήρυξη και θα διέπεται από τους θεσπιζόμενους από 
αυτήν όρους. Με τις συμβάσεις αυτές ο κύριος του έρ¬ 
γου μπορεί να εγγυηθεί στον ανάδοχο τη διατήρηση 
διαφόρων συνθηκών και να συνομολογηθεί, ότι σε πε¬ 
ρίπτωση μεταβολής των συνθηκών αυτών, ο ανάδοχος 
δικαιούται να ζητήσει είτε απσζημίωση για τη ζημιά 
που υπέστη είτε αναπροσαρμογή της οφειλόμενης σε 
αυτόν παροχής είτε και λύση της σύμβασης παραχώ¬ 
ρησης με αποζημίωσή του για τη ζημιά που υπέστη από 
τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Γ ια την επίλυση των 
διαφορών που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώ¬ 
ρησης ή εξ αφορμής αυτών μπορεί να συνομολογηθεί 
διεθνής ή εσωτερική διαιτησία, εφόσον προβλέπεται 
στη διακήρυξη. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1701 


4. Τα ανταλλάγματα, που εισπράττει ο ανάδοχος απά 
την πώληση και μεταβίβαση των παραπάνω οριζόντιων ή 
κάθετων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση διαρκών ή πο¬ 
λυετών δικαιωμάτων επ’ αυτών σε τρίτους θεωρούνται 
σαν ακαθάριστα έσοδα αυτού και φορολογούνται σαν 
εργολαβικό αντάλλαγμα δημοσίου τεχνικού έργου, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
36α του ν.δ. 3323/1955 ( ΦΕΚ 214 Α'). Τα ανταλλάγμα¬ 
τα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την εκμετάλλευση 
των υπόλοιπων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή 
από την εκμετάλλευση των παραπάνω ειδικών έργων 
ή των χώρων στάθμευσης θεωρούνται σαν ακαθάριστα 
έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και επόμενα 
του ν.δ. 3323/1955. 

5. Στα παραπάνω ειδικά έργα, στα έργα χώρων στάθ¬ 
μευσης και στα έργα, που εκτελούνται με ολική ή μερική 
χρηματοδότηση τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2, η απόσβεση του κόστους κατα¬ 
σκευής των έργων αυτών και των τόκων των δανείων 
και πιστώσεων του αναδόχου, κατά την κατασκευαστική 
περίοδο, οι οποίοι θεωρούνται ως κόστος κατασκευής, 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 50 του ν.1914/1990. 

Άρθρο 13 

Εναλλακτικές Προσφορές 

Όταν εφαρμόζεται ένα από τα συστήματα υποβο¬ 
λής προσφορών των άρθρων 8,10 και 11 του παρόντος 
είναι δυνατή η υποβολή από τους ενδιαφερομένους 
εκτός από την κύρια προσφορά τους και εναλλακτικών 
προσφορών που να στηρίζονται σε διαφορετικές τεχνι¬ 
κές λύσεις που προτείνονται από τον προοφέροντα, 
εκτός αν αυτό αποκλείεται από τη διακήρυξη. Αν οι 
εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης, κρίνονται όλες ως ισοδύναμες ανεξάρτη¬ 
τες προσφορές. Εάν οι προδιαγραφές δεν καλύπτονται 
αλλά οι τεχνικές λύσεις κρίνονται ως ικανοποιητικές, 
ο φορέας κατασκευής μπορεί, (πριν ανοιχτούν οι οικο¬ 
νομικές προσφορές και ματαιώνοντας κατά τα λοιπά 
το διαγωνισμό) να εξαγοράσει τις μελέτες των λύσεων 
αυτών και να επαναλάβει τη δημοπράτηση βάσει των 
εξαγορασμένων μελετών. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Γ 

ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΑΕΤΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 
ΤΕΥΧΗ ΛΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Άρθρο 14 

Μελέτη περιβαλλοντικών όρων - 
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

1. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηρι¬ 
οτήτων ή τη μετεγκατάσταση υφισταμένων, τα οποία 
λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι 
πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περι¬ 
βάλλον ή τα οποία χωρίς μεν να προκαλούν σοβαρές 
επιπτώσεις, πρέπει πάντως να διέπονται για την προ¬ 
στασία του περιβάλλοντος από γενικές προδιαγραφές, 
όρους και περιορισμούς, απαιτείται η έγκριση όρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Έγκριση όρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης 
για την επέκταση, την τροποποίηση ή και τον εκσυγ¬ 
χρονισμό υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων, που 
έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον 


επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

2. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η 
Διοίκηση επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς 
και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έρ¬ 
γου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το 
μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και 
τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

3. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απο¬ 
τελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πρά¬ 
ξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου 
ή της δραστηριότητας. 

4. Για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες ανά¬ 
λογα με τις επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκα¬ 
λέσουν στο περιβάλλον, καθώς και για τη διαδικασία 
έκδοσης και το περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων πρέπει να τηρούνται τα ειδικότε¬ 
ρα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 και 5 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 
160 Α'), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του 
V. 3010/ 2002 (ΦΕΚ 91 Α'), καθώς και στην κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι¬ 
κής Πολιτικής, Τσυριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β'), όπως 
τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 15393/ 
2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022 Β'). 

Άρθρο 15 

Δημοπρασία - Διακήρυξη 

1. Η δημοπρασία για την ανάθεση κατασκευής έργου 
διενεργείται με βάση τη σχετική διακήρυξη. Η διακή¬ 
ρυξη με την οποία γίνεται και ο προσδιορισμός του 
συστήματος υποβολής των προσφορών του άρθρου 4 
του παρόντος Κώδικα, εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριμέ¬ 
νη περίπτωση από την προϊσταμένη αρχή, η οποία και 
διενεργεί τη δημοπρασία ή ορίζει την αρχή που θα τη 
διενεργήσει. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνονται πρότυπα 
τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα 
τα συστήματα υποβολής προσφοράς, καθώς και άλλα 
πρότυπα εγγράφων που χρησιμοποιούνται κατά τις δη¬ 
μοπρασίες των έργων. 

Τα πρότυπα, μετά την έγκρισή τους, ισχύουν υποχρε¬ 
ωτικά για όλους τους φορείς που δημοπρατούν δημόσια 
έργα. 

3. Κατά την έγκριση της διακήρυξης το τυχόν υπάρ- 
χον στην εγκεκριμένη μελέτη σχέδιο διακήρυξης προ¬ 
σαρμόζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη 
διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και 
τυχόν αναγκαία προσαρμογή των άλλων στοιχείων της 
μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου 
ΔημόσιωνΈργων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, μπορεί να 
προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο 
ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του 
προς ανάθεση έργου. 
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5. Με τα συμβατικά τεύχη επιτρέπεται να αναλάβει 
ο ανάδοχος την αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρμο¬ 
γή των στοιχείων της μελέτης προς τα δεδομένα του 
εδάφους. 

6. Η διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτής δημοπρα¬ 
σίας περιέχει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία, ανάλογα 
με το σύστημα υποβολής προσφοράς: 

α) Τον τίτλο της αρχής που εκδίδει τη διακήρυξη, 
β) Το σύστημα υποβολής προσφοράς με αναφορά 
στις διατάξεις που εφαρμάζονται για τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας. 

γ) Τον τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του 
και τον προϋπολογισμά του, άπως και αν περιλαμβάνε¬ 
ται τυχόν εκπόνηση μελέτης. 

δ) Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, την 
έδρα της υπηρεσίας στην οποία θα γίνει η παραλαβή 
των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού, την 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. 

ε) Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές 
για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις σχετικές δια¬ 
τάξεις και τα τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα προσόντα 
και προϋποθέσεις. 

στ) Τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής και προς 
ποιον πρέπει να παρέχεται η εγγύηση. 

ζ) Τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά, 
όπως δηλώσεις, αναλύσεις, παρατηρήσεις και άλλα. 

η) Τον κατάλογο των συμβατικών τευχών και σχεδίων, 
τη σειρά ισχύος τους και πού βρίσκονται διαθέσιμα για 
τους ενδιαφερομένους. 

θ) Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

ι) Τον φορέα κατασκευής, πληροφορίες για τις πι¬ 
στώσεις του έργου, για τους τυχόν ειδικούς όρους 
πληρωμής και για τις επιβαρύνσεις του εργολαβικού 
ανταλλάγματος για κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.. 

ια) Τα κριτήρια βαθμολογίας για ανάδειξη της βέλ¬ 
τιστης προσφοράς σε περίπτωση αξιολόγησης των 
προσφορών και τυχόν αμοιβή των αξιολογότερων με¬ 
λετών. 

ιβ) Τ ο χρόνο ισχύος των προσφορών, όπως προβλέ- 
πεται από τις σχετικές διατάξεις, 
ιγ) Την τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών, 
ιδ) Την Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας. 

7. Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής 
δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος Δια¬ 
κηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως και σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες 
εφημερίδες. Όταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου 
έργα η τρίτη εφημερίδα στην οποία δημοσιεύεται η 
διακήρυξη πρέπει να είναι μία (1) της Πρωτεύουσας του 
Νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται εκεί 
ημερήσια εφημερίδα. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα 
των περιπτώσεων δ', στ' και ζ' του άρθρου 4 του παρό¬ 
ντος, η δημοσίευση γίνεται σαράντα (40) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Μεγα¬ 
λύτερα χρονικά όρια για τη δημοσίευση των περιλήψεων 
και πρόσθετοι όροι δημοσιότητας που επιβάλλονται 
από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τηρούνται όταν 
συντρέχει σχετική περίπτωση. Όταν πρόκειται για έργα 
που στις δημοπρασίες τους γίνονται δεκτές και επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες σε Νομαρχιακά Μητρώα η δήμο- 
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σίευση για τη δημοπρασία γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σε μία (1) ημερήσια 
εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού, αν εκδίδεται 
τέτοια εφημερίδα και αν όχι σε μία (1) ημερήσια εφημε¬ 
ρίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Όταν πρόκειται 
για επανάληψη δημοπρασίας και εφόσον η επανάληψη 
γίνεται πριν περάσουν τέσσερις (4) μήνες από την προ¬ 
ηγούμενη δημοπρασία, όλες οι προθεσμίες της παρα¬ 
γράφου αυτής μειώνονται στο μισό. Όταν πρόκειται για 
νομαρχιακού επιπέδου έργα, πέραν των δημοσιεύσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, μπορεί με την 
έγκριση της διακήρυξης να προβλεφθεί η δημοσίευση 
της περίληψης και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα 
του νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται 
στο νομό τέτοια εφημερίδα. Η τυχόν μη δημοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης στην εβδομαδιαία εφημερίδα 
ή η δημοσίευση αυτής εκτός των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται στην παράγραφο αυτή δεν επηρεάζει την 
κανονική διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

8.α. Όι περιλήψεις των ανωτέρω διακηρύξεων, κατα¬ 
χωρίζονται επίσης υποχρεωτικά, με κριτήριο την προ- 
βλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρ¬ 
θρου 13 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α') ίση κατανομή, με 
αμοιβή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
V. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α'), από τον αρμόδιο φορέα για 
λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται η διακήρυξη σε 
τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία 
νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στην απόφαση του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 και έχουν 
την έδρα τους στο νομό, που θα λάβει χώρα η εκτέλε¬ 
ση του έργου. Σε νομούς στους οποίους δεν εκδίδεται 
ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο (2) 
τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού που 
θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου, εφόσον υπάρχουν. 
Αν οι νομοί στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση 
του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυ¬ 
ξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της 
διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια 
νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και μία (1) εβδομα¬ 
διαία νομαρχιακή εφημερίδα από εκείνες που έχουν την 
έδρα τους σε έναν από τους νομούς στους οποίους θα 
λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. Σε νομούς, η περι¬ 
φέρεια των οποίων περιλαμβάνει μόνο νησιά, οι κατά 
τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε 
τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία 
νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε 
δύο (2) τουλάχιστον νησιά. 

β. Εφόσον η εκτέλεση του έργου, λαβαίνει χώρα εντός 
των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι περιλήψεις 
των ανωτέρω διακηρύξεων καταχωρίζονται σε τουλά¬ 
χιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές 
εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση 
του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 και έχουν την έδρα 
τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των νομών Αττικής 
και Θεσσαλονίκης. Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των 
νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου δεν εκδίδεται 
ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο (2) 
τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της 
κοινότητας που εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν, οι περιλήψεις των διακηρύξεων δημοσι¬ 
εύονται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αν οι δήμοι ή 
οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση 
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του έργου είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση 
της διακήρυξης γίνεται σε τσυλάχιστσν μία (1) ημερήσια 
τσπική εφημερίδα κάθε δήμσυ ή κσινότητας και μία (1) 
εβδσμαδιαία τσπική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν 
την έδρα τους σε έναν από τσυς δήμσυς ή κοινότητες 
στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση τσυ έργου. 

9. Η υποχρέωση δημσσιεύσεων της πρσηγσύμενης 
παραγράφου, είναι ανεξάρτητη απά την υποχρέωση 
δημσσιεύσεων, η σποία προβλέπεται στην παράγραφσ 
7 και διενεργσύνται επιπλέσν αυτών. Η κατά την παρά¬ 
γραφο 7 του παράντος δημοσίευση σε εφημερίδες τσυ 
νομαρχιακού και τοπικού τύπου διενεργούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3548/2007. 

10. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσι¬ 
εύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην σποία 
αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράτ- 
τονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δια¬ 
γωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και 
τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νάμου δημοσιεύ¬ 
σεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλο¬ 
νται απά τις πιστώσεις του έργου. 

11. Για τη διακήρυξη δημοπράτησης με το σύστημα της 
πρσεπιλογής εφαρμάζσνται οι διατάξεις του άρθρου 23 
του παράντος. 

Άρθρο 16 

Καλούμενες στη δημσπρασία εργοληπτικές 
επιχειρήσεις - κσινοπραξίες 

1. Στις δημοπρασίες κατασκευής των έργων καλσύ- 
νται σι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νομαρχιακά 
μητρώα επιχειρήσεις, κατά κατηγσρίες ή εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των επάμενων 
παραγράφων. Τα ίδια εφαρμάζσνται και για την ανάθεση 
έργων χωρίς διαγώνισμά, άπου αυτή επιτρέπεται. 

2. Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία 
του Μ.Ε.ΕΠ. καλούνται οι επιχειρήσεις της κατηγσρίας 
αυτής. Ένα έργο θεωρείται άτι ανήκει αποκλειστικά σε 
μια κατηγσρία αν ανήκσυν στην κατηγσρία αυτή πλέον 
του ενενήντα τοις εκατά (90%) των εργασιών του άλου 
έργου. Γ ια τον υπολογισμέ του ποσοστού αυτού δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα. 

3. Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατη¬ 
γοριών που καμιάς το ποσοστά δεν ξεπερνά τσ άριο της 
πρσηγσύμενης παραγράφσυ, στις δημοπρασίες καλσύ- 
νται επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες για άλες τις 
κατηγορίες του έργου ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που 
να καλύπτουν τις καλούμενες κατηγορίες. Κατηγορία 
με ποσοστό εργασιών λιγότερσ τσυ δέκα τοις εκατό 
(10%) δεν λαμβάνεται υπόψη, μπορεί όμως η διακήρυξη 
να ορίσει διαφορετικά. 

4. Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενο 
εξειδικευμένων επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ., καλούνται στο 
διαγώνισμά σι επιχειρήσεις πσυ είναι εγγεγραμμένες 
στην αντίστσιχη κατηγσρία και οι εξειδικευμένες επι¬ 
χειρήσεις αν υπάρχουν σε αντίστσιχες τάξεις. Τα δύο 
τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 εφαρμάζονται και 
στην περίπτωση αυτή. 

5. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων πσυ η κατασκευή 
τσυς απαιτεί εξειδικευμένες επιχειρήσεις μπορεί η δι¬ 
ακήρυξη να ορίσει πράσθετες απαιτήσεις για τη συμμε- 
τσχή σε δημσπρασία. Στις απαιτήσεις αυτές μπσρεί να 
περιλαμβάνεται η υπσχρεωτική σύμπραξη επιχειρήσεων 


εξειδικευμένων για σρισμένες εργασίες του έργου ή 
τεχνικών του Μ.Ε.Κ., πέρα από τα κατώτερα όρια της 
υποχρεωτικής στελέχωσης ή τεχνικού του Μ.Ε.Κ. που 
είναι εγγεγραμμένοι για επιμέρους εργασίες μιας κα¬ 
τηγσρίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημάσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα απά 
γνώμη του Τμήματος Κατασκευών τσυ Συμβσυλίσυ 
Δημάσιων Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε., μπσρεί να πρσστίθενται 
στη διακήρυξη επιπλέσν άροι, άταν τσύτσ ενδείκνυται 
απά τσ είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση 
έργσυ. 

6. Αν στη δημσπρασία καλσύνται εργσληπτικές επι¬ 
χειρήσεις μιας κατηγσρίας, η τάξη προσδιορίζεται από 
τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας με τσν οπαία δημσ- 
πρατείται το έργο. Γ ια την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου τα ποσοστά των απράβλεπτων δαπανών (απρά- 
βλεπτα) λαμβάνσνται υπσχρεωτικά υπάψη, όπως αυτά 
καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του 
παράντος. Αν στη δημσπρασία καλούνται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις περισσάτερων κατηγοριών ή κοινοπραξίες 
επιχειρήσεων περισσάτερων κατηγσριών, η τάξη για 
κάθε κατηγσρία πρσσδισρίζεται απά το αντίστοιχο μέ¬ 
ρος του προϋπολογισμού. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται 
ανάλογα και για τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις. 

7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές στις 
δημοπρασίες και σε κσινσπραξία αν δεν το αποκλείει η 
διακήρυξη. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρα- 
κτούν και είναι της αυτής κατηγορίας πρέπει να ανήκουν 
όλες σε μία από τις καλούμενες στη δημσπρασία τάξεις 
και είτε να είναι άλες της ίδιας τάξης ή να διαφέρουν 
κατά μία τάξη. Η καθεμία από τις επιχειρήσεις πσυ κσι- 
νοπρακτσύν, συμμετέχει στην κσινσπραξία με ποσοστό 
όχι μικρότερσ του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας του δημοπρατούμε- 
νου έργου. Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες περισ¬ 
σότερων κατηγσριών τσ πσσσστό τσυ πρσηγούμενου 
εδαφίου αναφέρεται στον προϋπολογισμό της κάθε 
κατηγορίας. 

8. Σε περίπτωση πσυ εργσληπτική επιχείρηση κοινσ- 
πρακτεί με άλλη εργοληπτική επιχείρηση της αμέσως 
ανώτερης τάξης της ίδιας κατηγορίας, τηρούνται οι 
σχετικές διατάξεις για τα κατώτατα άρια ανάληψης 
δημάσιου έργσυ, πσυ ισχύσυν κάθε φορά για τις εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις της ανώτερης τάξης. 

9. Σε δημοπρασία δημάσισυ έργου, που περιλαμβάνει 
περισσάτερες απά μία κατηγορίες και η εργοληπτική 
επιχείρηση καλύπτει την καλσύμενη τάξη της κύριας 
κατηγορίας, δεν ισχύουν τα κατώτατα άρια για τις άλ¬ 
λες κατηγορίες του έργου, εφάσον η επιχείρηση είναι 
εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγσρίες στην ίδια ή 
ανώτερη τάξη απά την καλούμενη στη δημσπρασία. 
Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε πρσϋπολογισμό 
κατηγορία. 

10. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου του 
Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να 
αναλάβουν έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου απά 
το ανώτατο άριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε 
τσις εκατά (25%) της διαψσράς μεταξύ τσυ ανώτατου 
ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επό¬ 
μενης τάξης, υπά την προϋπάθεση άτι τουλάχιστον δύο 
από τις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στην κατανομή 
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της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες 
της κοινοπραξίας, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις 
εκατό (30%) η καθεμιά. Όταν κοινοπρακτούν επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμμένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για 
την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο προϋ¬ 
πολογισμού διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια 
(60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό 
συμμετοχής της καθεμιάς στα κέρδη και τις ζημίες της 
κοινοπραξίας, ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι πέντε 
τοις εκατά (25%). Τα όρια της παραγράφου αυτής μπο¬ 
ρεί να επανακαθορίζονται με απάψαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημάσιωνΈργων, λαμ- 
βανομένου υπάψη του δείκτη αναθεώρησης των τιμών 
των δημοσίων έργων, άπως καθορίζεται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

11. Σε κάθε περίπτωση κοινοπραξίας όλες οι επιχειρή¬ 
σεις που κοινοπρακτούν ευθύνονται εις ολόκληρο για 
κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συμμετοχή τους 
στη δημοπρασία. 

Άρθρο 17 
Συμβατικά Τεύχη 

1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας μνημονεύει τα συμ¬ 
βατικά τεύχη και σχέδια που μαζί με τη διακήρυξη απο¬ 
τελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης τα τεύχη 
αυτά προσδιορίζονται με τη σύμβαση. 

2. Τα τεχνικά συμβατικά τεύχη είναι σχέδια και κεί¬ 
μενα που δίνουν εικάνα του έργου που πράκειται να 
κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 
ο ανάδοχος με τη σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγ¬ 
γραφές υποχρεώσεων κ.λπ.). 

3. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί έν¬ 
δειξη της προεκτίμησης του κόστους του έργου και 
ανώτατο όριο προσφοράς, άταν η διακήρυξη δεν ορίζει 
ρητά άτι επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες απά τον 
προϋπολογισμέ της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις, 
ανάλογα με το εφαρμοζάμενο σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς. Ο προϋπολογισμάς μπορεί να είναι αναλυτικός 
ή να περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή τίμημα για το έργο ή 
τμήματά του. 

4. Με απάφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και ΔημάσιωνΈργων εγκρίνονται ενιαία τι- 
μολάγια εργασιών, ανάλογα με την κατηγορία και το 
μέγεθος των έργων και με την προσβασιμότητα της 
περιοχής εκτέλεσής τους. 

5. Τα τιμολάγια, μετά την έγκρισή τους, ισχύουν υπο¬ 
χρεωτικά για όλους τους φορείς που δημοπρατούν 
δημόσια έργα. 

6. Οι τιμές των εργασιών των ενιαίων τιμολογίων 
αναπροσαρμόζονται, όπως ορίζεται στην απόφαση και 
λαμβάνονται αυτούσιες ή σε συνδυασμό μεταξύ τους 
για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των έργων. 

7. Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου 
τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς περιλαμ¬ 
βάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξο¬ 
δα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται 
ρητή μνεία στα σχετικά τεύχη μπορεί να διαχωρίζονται 
οι τιμές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών 
εξόδων και οφέλους που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις 
εκατό (18%), για έργα που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές 
με ανάλογες απαλλαγές και σε είκοσι οκτώ τοις εκατά 
(28%) για τις άλλες περιπτώσεις. 


8.0 προϋπολογισμός της υπηρεσίας όταν είναι αναλυ¬ 
τικός ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του 
αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει 
τέτοια ομαδοποίηση νοείται άτι το σύνολο των εργα¬ 
σιών είναι μία ομάδα. Σε έργα που η προμέτρηση των 
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώ¬ 
σεις έργων συντήρησης, μπορεί ο προϋπολογισμός να 
μην περιλαμβάνει ποσάτητες των επιμέρους εργασιών 
αλλά μάνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε 
ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικά σύνολο. 

9. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων ανάλογα με το 
σύστημα υποβολής προσφοράς συντάσσονται είτε σε 
έντυπα της υπηρεσίας είτε βάσει υποδειγμάτων της 
υπηρεσίας, όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

Άρθρο 18 

Τεύχος παρατηρήσεων 

1. Όταν πρόκειται για έργα με προϋπολογισμό που 
υπερβαίνει το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις πρώτης τάξης, μπορεί η διακήρυ¬ 
ξη να προβλέπει την υποχρέωση των διαγωνιζομένων να 
υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, τεύχος παρατη¬ 
ρήσεων για την τεχνική μελέτη και τα τεύχη, οικονομικά 
και συμβατικά, με τα οποία δημοπρατείται το έργο. Για 
έργα με προϋπολογισμά που υπερβαίνει το όριο για 
το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
δεύτερης τάξης, η διακήρυξη μπορεί να ορίσει ότι το 
τεύχος πρέπει να υποβληθεί σε οριζόμενη προθεσμία 
πριν από τη δημοπρασία. Με το τεύχος παρατηρήσεων 
θα σχολιάζεται η ορθάτητα της λύσης, το εφικτά της 
κατασκευής, θα επισημαίνονται τυχόν σφάλματα στο 
τεχνικά οικονομικό ή στο συμβατικό μέρος ή θα ανα- 
φέρεται ότι διαπιστώθηκε το εφαρμόσιμο της μελέτης 
και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. 

2. Το περιεχόμενο του τεύχους αυτού, που δεν αποτελεί 
συμβατικό στοιχείο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποτέ 
για ερμηνεία της σύμβασης, αλλά χρησιμεύει μόνο για 
την εκτίμηση των πραγμάτων κατά την ανάθεση του 
έργου και σαν αξιολογικό στοιχείο της εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης κατά τις σχετικές διαδικασίες του Μέρους III. Τα 
ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το τεύχος παρατηρή¬ 
σεων που υποβάλλεται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
συμμετοχής στη δημοπρασία με προεπιλογή, εφάσον 
ζητηθεί με την πράσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

3. Ευστοχία στο σχολιασμέ μέσω του τεύχους πα¬ 
ρατηρήσεων, έστω και εκ των υστέρων διαπιστούμενη, 
θα αποτελεί ευνοϊκά στοιχείο για την αξιολάγηση του 
επιστημονικού δυναμικού της επιχείρησης κατά τις δι¬ 
ατάξεις για το Μ.Ε.Κ. και το Μ.Ε.ΕΠ., ανεξάρτητα απά 
την ανάληψη ή μη του έργου από την επιχείρηση που 
υπέβαλε το τεύχος. 

Άρθρο 19 

Βραβείο αξιολογότερων μελετών 

1. Όταν εφαρμόζεται σύστημα προσφορών που περι¬ 
λαμβάνει μελέτη και κατασκευή, μπορεί στη διακήρυξη 
να ορίζεται η καταβολή χρηματικού ποσού ως βραβεί¬ 
ου σε αριθμά μελετών που θα επιτύχουν την ανώτερη 
βαθμολογία στην αξιολάγηση. Ό αριθμάς των μελετών 
που βραβεύονται δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) 
και η βαθμολογία των βραβευμένων δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ανώ¬ 
τερης προβλεπόμενης στη διακήρυξη βαθμολογίας. 
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2. Το χρηματικό ποσό για κάθε βραβευόμενη μελέτη 
καθορίζεται ρητά από τη διακήρυξη και δεν μπορεί να 
είναι ανώτερα από τα τρία χιλιοστά της προϋπσλογι- 
ζόμενης δαπάνης ταυ έργου. Τα ποσά των βραβείων 
πληρώνονται απά τις πιστώσεις τσυ έργσυ. Δεν κα¬ 
ταβάλλεται το βραβείο στον ανάδοχο του έργου για 
τον οποίο θεωρείται ότι συμψηφίζεται στο εργολαβικό 
αντάλλαγμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Άρθρο 20 

Προαπαιτούμενα συμμετοχής σε διαγωνισμό 

1. Τα πρσαπαιτσύμενα συμμετσχής σε ένα διαγωνισμό 
είναι τα προβλεπόμενα στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
δημασίων έργων τα οπαία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
Δ17α/02/115/Φ.Ν 443/3.8.2007 (ΦΕΚ1586 Β') απόφαση τσυ 
Υπσυργσύ Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παράντος. 

2. Για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποι- 
ασδήπστε τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. σε δημσπρασία δημοσίου 
έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου, απαιτείται η προσκάμιση αποκλειστι¬ 
κά και μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής 
της στο Μ.Ε.ΕΠ.. 

3. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέ- 
ρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβά¬ 
λει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερό¬ 
τητα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε 
κοινοπραξία. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. πρσκειμέ- 
νου να αναλάβει την εκτέλεση μέρσυς ή του συνόλου 
δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου 
κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής κοινσπρα- 
ξίας ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με 
τσ άρθρο 68 του παράντος, πρέπει να μην έχει μέσα 
σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετοχή της σε 
διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων 
έργων του δημόσιου τομέα, ανώτερο από τα πια κάτω 
άρια: 

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη 
τάξη, από τσ τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης 
τους, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης 
τάξης, απά το τετραπλάσιο του μεγέθους «κύκλος ερ¬ 
γασιών», άπως αυτά ορίζεται στην περίπτωση δ' της 
παραγράφσυ 2 του άρθρου 99 του παράντος και χρη¬ 
σιμοποιείται σαν παρανομαστής τσυ κλάσματος α1 του 
Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλά¬ 
σιο του μέσου άρου του μεγέθους «κύκλος εργασιών», 
άπως αυτά σρίζεται στην περίπτωση α' της παραγρά- 
φσυ 2 τσυ άρθρου 99 του παρόντος, εφόσον αυτό είναι 
μεγαλύτερο. Για την εξεύρεση του μέσου όρου ο κύ¬ 
κλος εργασιών, όπως σρίζεται ανωτέρω, διαιρείται δια 
τσυ τρία (3). Κάθε χρόνσ οι εταιρείες υποβάλλουν στην 
υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα σταιχεία του κύκλου εργασιών τσυ 
τελευταίου χρόνου, προκειμένου να επικαιροποιείται ο 
κύκλος εργασιών της τελευταίας κάθε φαρά τριετίας 
και να πρσκύπτει σ μέσσς άρσς αυτής σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, ώστε να διαμσρφώνεται κάθε χράνο και το 
άριο ανεκτέλεστου. Γ ια τον υπολογισμέ, σύμφωνα με 


τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών 
εργσληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ. σε περισσότερες κατηγσρίες έργων δια¬ 
φορετικών τάξεων λαμβάνεται υπάψη η μεγαλύτερη 
τάξη εγγραφής. Το άριο του ανεκτέλεστου υπάλοιπου 
εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκάμιση 
βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρμάδιας υπηρεσίας που 
εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο 
προηγούμενο εξάμηνο πριν απά την ημερομηνία δημο- 
πράτησης του έργου. 

Ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την 
εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου νοούνται τα έργα 
που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται 
στην παράγραφσ 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28 Α'), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν 
του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής. Στο άριο 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν υπολογίζσνται 
τα έργα πσυ κατασκευάζονται με μερική ή και ολική 
αυτοχρηματοδάτηση. Με απάφαση του Υπουργού Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων'Εργων μπορούν 
να αναπροσαρμόζονται, κατά τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., τα 
άρια του ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων δημοσίων 
έργων που εκτελούνται στην ημεδαπή και τα οποία δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένσυ να αναλά- 
βσυν την εκτέλεση του συνάλου ή μέρους δημάσιου 
έργου, ως ανάδοχοι ή μέλη αναδόχου κοινοπραξίας ή 
μέλη κατασκευαστικής κσινσπραξίας ή αναγνωρισμένοι 
υπεργολάβοι. Γ ια την αναπροσαρμογή των ορίων, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων λαμβάνει υπάψη ιδίως την ανάγκη δίκαιου κα¬ 
ταμερισμού των έργων μεταξύ των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. 
και το μέγεθος των επιχειρήσεων της κάθε τάξης. Με 
την ίδια απάφαση καθσρίζεται ο τράπος απόδειξης της 
μη υπέρβασης του ως άνω ορίου, καθώς και οι φορείς, 
τα έργα των οποίων υπολογίζονται στο ανεκτέλεστο 
μέρος. 

5. Γ ια τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμ¬ 
μένη στα Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεράτητα πτυχίσυ», η οποία, σε 
συνδυασμέ με τη βεβαίωση εγγραφής πσυ εκδίδεται 
απά την υπηρεσία τήρησης τσυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίση- 
μσ κατάλογσ αναγνωρισμένων εργσληπτών» κατά την 
έννοια του άρθρου 151 του παράντος και απαλλάσσει 
τις εργσληπτικές επιχειρήσεις απά την υποχρέωση να 
καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους δια¬ 
γωνισμούς. Γ ια την έκδοση και χορήγηση της «ενημε- 
ράτητας πτυχίου» οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υπο¬ 
βάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην υπηρεσία 
τήρησης τσυ Μ.Ε.ΕΠ., τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
τους σε διαγωνισμούς, όπως αυτά ορίζονται από τις 
κείμενες διατάξεις. 

Τα υποβαλλάμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υπο¬ 
βολής τους, ο χρόνος ισχύος της «ενημερότητας πτυ¬ 
χίου», η διαδικασία ανανέωσής της, οι συνέπειες εκ της 
μη υποβολής της σε διαγωνισμό, σ χρόνσς εφαρμογής 
του μέτρου και κάθε σχετικό θέμα, σρίζονται με την υπ’ 
αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/24298/28.7.2005 ( ΦΕΚ 1105 Β') απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και ΔημόσιωνΈργων μπορεί να επανακαθορίζονται 
τα ανωτέρω στοιχεία. 
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6. Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία και την υπο¬ 
βολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
παράντος. 

7. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέ¬ 
χουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων 
ή σε οποιοσδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων 
του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτε¬ 
ρου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις 
διατάξεις του ν. 3310/2005, με οικονομικό αντικείμενο ή 
αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
ευρώ, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, προκειμένου να 
καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις 
διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δη¬ 
μοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

8. Με το φάκελο προσφοράς υποβάλλεται και βεβαί¬ 
ωση τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, 
για την πιστοληπτική ικανότητα της εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης, εφόσον δημοπρατείται ή ανατίθεται έργο 
προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο 
της τέταρτης τάξης. 

9. Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς οι εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις καταθέτουν και αποδει¬ 
κτικό ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό του, καταβολής 
στην εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν των 
εισφορών τους που αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής 
της δημοπρασίας. 

10. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί 
λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό 
και επιβολής των προβλεπόμενων από το νόμο διοικη¬ 
τικών ποινών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο 21 

Επιτροπή διαγωνισμού 

1. Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώ¬ 
τατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να 
συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και 
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή δι¬ 
αγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη, που 
ορίζονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διε¬ 
νεργεί τη δημοπρασία.Ένα από τα μέλη της επιτροπής 
ορίζεται ως πρόεδρος. Για την επιτροπή ορίζεται και 
αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν 
κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τα¬ 
κτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. 
Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να ορίζο¬ 
νται για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισμών. 

2. Στην περίπτωση αυτή παρίσταται και ένας (1) εκπρό¬ 
σωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύ¬ 
εται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με 
τον αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες 
του διαγωνισμού. 

3. Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του 
οριζόμενου στην παράγραφο 1, η επιτροπή διαγωνισμού 
αποτελείται από: 

α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του 
δημοσίου τομέα, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, 


ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες 
για την αξιολόγηση δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. 
Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από φορέα 
άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα 
μέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει 
το έργο. 

β)Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται 
με τον αναπληρωτή του από την Τοπική Ένωση Δήμων 
και Κοινοτήτων του Νομού όταν πρόκειται για έργα νο¬ 
μαρχιακού επιπέδου, από την Τοπική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων του Νομού της έδρας της διανομαρχιακής 
υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από 
την ΚεντρικήΈνωση Δήμων και Κοινοτήτων σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις. 

γ)Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται με τον αναπλη¬ 
ρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ. Όταν πρό¬ 
κειται για έργα εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου ο 
εκπρόσωπος ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕ. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώ¬ 
σεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους 
υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές σρ- 
γανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές 
οργανώσεις πσυ καλύπτουν σε ικανοπσιητικό βαθμό 
αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ενός νομού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από 
τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα νομαρ¬ 
χιακού επιπέδου του Νομού αυτού. 

Για την υπόδειξη του ανωτέρω εκπροσώπου της πε¬ 
ρίπτωσης (δ), καλούνται οι σχετικές ενώσεις να υποδεί¬ 
ξουν κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που οι διάφορες 
ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως εκπροσώ¬ 
πους, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη- 
μοσίωνΈργων επιλέγει το τακτικό και αναπληρωματικό 
μέλος από τα πρόσωπα που προτάθηκαν. 

4. Η επιτροπή διαγωνισμού της παραγράφου 3, συ¬ 
γκροτείται από την προίσταμένη αρχή του φορέα κα¬ 
τασκευής του έργου. Από τα μέλη της περίπτωσης α' 
της παραγράφου 3 ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής 
με τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή ορίζεται και 
αριθμός αναπληρωματικών μελών της περίπτωσης α' 
της πρσηγούμενης παραγράφσυ, πσυ αναπληρώνσυν 
κατά τη σειρά πσυ διορίζσνται οποιαδήπστε από τα 
τακτικά αυτά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή 
κωλύονται. Το έργο της επιτροπής διεξάγεται με επι¬ 
μέλεια του προέδρου. 

5. Οι φορείς κατασκευής που συστηματικά δημο- 
πρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση 
επιτροπές διαγωνισμού σε επίπεδο νομαρχιακό, δια- 
νομαρχιακό και εθνικό για το σύνολο των έργων τους 
ή κατά κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή διαδικασίες 
δημοπρασιών που άρχισαν μέσα στο έτος συνεχίζονται 
και ολοκληρώνονται από την ίδια επιτροπή και μετά τη 
λήξη του έτους. Η ύπαρξη επιτροπών σε ετήσια βάση 
δεν αποκλείει τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 
συγκεκριμένου έργου ή έργων. Γ ια τα νομαρχιακού επι¬ 
πέδου έργα όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπσρεί η επιτροπή σε 
ετήσια βάση να συγκροτηθεί ενιαία για όλα τα έργα 
των υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η επι¬ 
τροπή συγκροτείται από το Νομάρχη. Στις επιτροπές 
ετήσιας βάσης, τσ μέλσς πσυ εκπροσωπεί τσ φσρέα 
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χρησιμοποίησης του έργου, μπορεί να ορίζεται από 
την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντί¬ 
στοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου 
συμμετέχει στην επιτροπή. Οι αποφάσεις συγκρότησης 
όλων των επιτροπών διαγωνισμού, κοινοποιούνται στα 
διοριζόμενα μέλη και τις ενδιαψερόμενες υπηρεσίες και 
ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της 
υπηρεσίας που την εκδίδει χωρίς να απαιτείται άλλος 
τύπος δημοσιότητας. 

6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που δεν εκτελούν 
συστηματικά έργα μπορεί γενικά ή σε συγκεκριμένη 
περιοχή να μη συστήσουν ιδιαίτερη επιτροπή διαγωνι¬ 
σμού αλλά να απευθύνονται σε επιτροπή διαγωνισμού 
που έχει συγκροτηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο από τη 
Γ.Γ.Δ.Ε. ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

7. Για τα μέλη των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παρα¬ 
γράφου 3 οι φορείς που τα υποδεικνύουν αποστέλλουν 
σχετικούς ετήσιους πίνακες εκπροσώπων, από τους 
οποίους ορίζονται τα αντίστοιχα μέλη των επιτροπών. 
Αν οι πίνακες αυτοί δεν περιέλθουν στην αρμόδια για 
τον ορισμό της επιτροπής αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέ¬ 
ρες από τη σχετική πρόσκληση, η αρχή μέχρις ότου της 
περιέλθουν σχετικοί πίνακες ορίζει τα αντίστοιχα μέλη 
των επιτροπών διαγωνισμού από πρόσωπα που έχουν 
την αντίστοιχη ιδιότητα για να υποδειχθούν. Οι πίνακες 
μπορεί να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από 
το φορέα που υποδεικνύει τα μέλη. 

8. Για τις προσφορές που υποβάλλονται με τα συστή¬ 
ματα των περιπτώσεων δ', στ' και ζ' του άρθρου 4 του 
παρόντος και για την περίπτωση ειδικών ή μεγάλων 
έργων οι επιτροπές διαγωνισμού συμπληρώνονται με 
απόφαση της προϊσταμένης αρχής και με άλλα μέλη 
που έχουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και 
που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τέσσερα 
(4). Η επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση 
των προσφορών μπορεί να ανατεθεί με την απόφαση 
αυτή σε κλιμάκιο της όλης επιτροπής. Με την απόφαση 
καθορίζονται και τα μέλη του κλιμακίου. 

9. Κατ’ εξαίρεση η προϊσταμένη αρχή, για έργα που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, μπορεί να εφαρ¬ 
μόσει τις παραγράφους 3 έως 8, έστω και αν τα έργα 
αυτά έχουν προϋπολογισμό μικρότερο από το όριο της 
παραγράφου 3. 

10. Οι επιτροπές διαγωνισμού οφείλουν να παραδώ¬ 
σουν την εισήγησή τους έγκαιρα, ώστε η αρμόδια αρχή 
να απσφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
μέσα στην προθεσμία ισχύος των προσφορών. 

11. Γ ια τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω 
επιτροπών διαγωνισμού εφαρμόζονται συμπληρωματικά 
οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999. 

Άρθρο 22 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών 

1. Η ανοιχτή δημοπρασία και η φάση υποβολής των 
προσφορών στη δημοπρασία με προεπιλσγή διεξά¬ 
γονται ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών τη 10η π.μ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα 
ημέρα ή αν κατά την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμιά 
προσφορά, διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, 
η οποία ορίζεται με πράξη της προϊσταμένης αρχής. Η 
πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόμενους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, πέντε (5) τουλάχιστον 


εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία του διαγωνι¬ 
σμού με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον 
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν προσφο¬ 
ρές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία διεξαγωγής, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα 
αυτή ημερομηνία δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή δεν 
υποβληθεί καμιά προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμ¬ 
βάνεται. Με απόφαση τσυ Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία τίθεται σε 
ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί για διαγωνισμούς που 
διεξάγονται με τα συστήματα μελέτη-κατασκευή και 
μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση του έργου με δι¬ 
άφορα ανταλλάγματα, να ορίζεται διαφορετική ημέρα 
υποβολής των προσφορών, καθώς και μία (1) ακόμη ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής διαγωνισμών. Με αποφάσεις των κατά 
τόπους νομαρχών και για διαγωνισμούς που διεξάγονται 
σε νησιά μπορεί να καθορίζεται μία (1) επιπλέον ημέρα 
της εβδομάδας για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών των 
φορέων του νομού. 

2. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
της οικονομικής προσφοράς σε δημοπρασία δημοσίου 
έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου γίνεται αυτοπροσώπως, για ατομική 
επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για 
ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο 
εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της, 
για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από εξουσιοδο¬ 
τημένο διαχειριστή και για ανώνυμη εταιρεία από εξου¬ 
σιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέ¬ 
τουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόμιμα 
εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παρα¬ 
πάνω, είτε ένας από τους κοινοπρακτούντες που ορίζε¬ 
ται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ως κοινός εκπρόσω¬ 
πος της κοινοπραξίας. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση 
δύο ή περισσότερων διαγωνιζόμενων εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο. 

3. Οι οικονομικές προσφορές στις δημοπρασίες υπο¬ 
βάλλονται πάντα μέσα σε σφραγισμένσ φάκελσ που 
αναγράφει τον τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και 
την επιγραφή «οικονομική προσφορά για το έργο...». Τα 
λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί 
από τη διακήρυξη, παραδίδονται σε χωριστό ανοιχτό 
φάκελο, στον οποίο περιέχονται και τα κατά νόμο μηχα- 
νόσημα των συμβατικών τευχών που υπολογίζονται με 
βάση τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Αν η προσφο¬ 
ρά περιλαμβάνει και τεχνικές προτάσεις του υποψηφίου 
(σύστημα μελέτη και κατασκευή), η τεχνική προσφορά 
υποβάλλεται σε τρίτο ιδιαίτερο κλειστό φάκελο. 

4. Οι οικονομικές προσφορές (Τιμολόγιο προσφοράς 
- προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κ.λπ.) 
υπογράφονται πάντοτε από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος μο- 
νογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. Μονογραφές 
που τυχόν λείπουν μπορεί να συμπληρωθούν ενώπιον 
της επιτροπής διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προ¬ 
σφορών. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να μονογράψει, 
τότε μονογράφει η επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η 
προσφορά θεωρείται ισχυρή. 
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5. Η έναρξη παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόε¬ 
δρο της επιτροπής διαγωνισμού μισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 
την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει 
έγκαιρα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων. Η λήξη 
της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο 
της επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 
ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά. 

6. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των 
διαγωνιζομένων, των οικονομικών προσφορών, καθώς 
και των τεχνικών προσφορών, στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται κατά το νόμο η υποβολή τους, γίνεται 
ταυτόχρονα. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης επιλέγεται η 
χαμηλότερη τιμή κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 26 
του παρόντος, η παραλαβή και η εξέταση των προσφο¬ 
ρών στην ανοικτή δημοπρασία γίνεται από την επιτροπή 
διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και 
σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση 
και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την 
υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας. 

7. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διαγωνι¬ 
σμού ελέγχει τη νομιμοποίηση των προσώπων που τα 
υποβάλλουν, εκτός της περιπτώσεως της ταχυδρομικής 
αποστολής των προσφορών, όταν αυτή επιτρέπεται 
κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι προσφορές που πα- 
ραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής 
τους στο πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο ειδι¬ 
κότερα γράφονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία 
της εργοληπτικής επιχείρησης, η τάξη και κατηγορίας 
της, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η 
εκπλήρωση άλλων τυχόν τυπικών προϋποθέσεων που 
απαιτεί η διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με 
τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης των ενδιαφερομένων, 
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται 
από τα μέλη της επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της 
παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαι- 
ολογητικών συμμετοχής, ελέγχεται και επιστρέφεται το 
πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και 
ακολουθεί αμέσως η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών και ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 
τους τα οποία καταχωρούνται στο πρακτικό. Η διαδικα¬ 
σία περατώνεται την ίδια ημέρα με την υπογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και των οικονομικών 
προσφορών των διαγωνιζομένων από τα μέλη της επι¬ 
τροπής. Η μη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη 
καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

8. Ό πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται την 
ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά 
της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την 
ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, 
ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδι¬ 
κασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός 
αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της 
σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 


9. Η εφαρμογή της όλης διαδικασίας καταχωρείται 
στο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ή σε παράρ¬ 
τημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα 
μέλη της. Ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της 
επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην οποία διε¬ 
ξάγονται οι ανοιχτές συνεδριάσεις της, με την οποία 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι το πρακτικό 
διατίθεται για ενημέρωσή τους και ότι μπορούν μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να 
υποβάλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες 
απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή. 

10. Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν 
ενστάσεις, η επιτροπή διαγωνισμού ολοκληρώνει το 
πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και το 
υποβάλλει στην προϊσταμένη αρχή, η οποία εγκρίνει 
το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του παρόντος. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η 
επιτροπή διαγωνισμού τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτι¬ 
κό και τη γνώμη της στην προϊσταμένη αρχή, η οποία 
εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει 
το αποτέλεσμα. 

Άρθρο 23 

Διαδικασία με προεπιλογή 

1. Για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης 
έργου με προεπιλογή, σύμφωνα με την περίπτωση β' 
του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτείται προηγούμενη 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του Τμήματος 
Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων. 

2. Η δημοπρασία με προεπιλογή διεξάγεται ως εξής: 
Αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής όλοι όσοι 
θεωρούν ότι διαθέτουν τα προσόντα που προδιαγρά¬ 
φονται στη διακήρυξη. Ακολουθεί προεπιλογή και πρό¬ 
σκληση για συμμετοχή στην κυρίως δημοπρασία και 
επίδοση προσφοράς εκείνων που έχουν προεπιλεγεί 

3. Η διακήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
μέρους εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
επιλεγούν για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία αυτή 
περιέχει στοιχεία ανάλογα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 15 του παρόντος Κώδικα και 
επιπλέον περιέχει την πιθανολογούμενη ημερομηνία 
που οι προεπιλεγόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν προ¬ 
σφορά. Γ ια την προεπιλογή δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης αλλά η διακήρυξη αναφέρει την απαιτούμενη 
εγγύηση για τη συμμετοχή στο στάδιο υποβολής των 
προσφορών. 

4. Περίληψη της διακήρυξης για την εκδήλωση εν¬ 
διαφέροντος στις δημοπρασίες με προεπιλογή δημο¬ 
σιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 
την τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων, όπως 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του 
άρθρου 15 του παρόντος. 

5. Η κατάθεση των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέ¬ 
ροντος, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που 
προβλέπει η διακήρυξη, γίνεται στην έδρα της υπηρε¬ 
σίας που ορίζει η διακήρυξη. Μπορεί με τη διακήρυξη 
να ορίζεται και άλλος τρόπος παραλαβής αιτήσεων, 
όπως και να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε πρόσωπο 
χωρίς ειδική εξουσιοδότηση. 
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6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που έχει ταχθεί για 
τη συγκέντρωση αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέ¬ 
ροντος για προεπιλογή, η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει 
το σύνολο των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά που τις 
συνοδεύουν στην επιτροπή προεπιλογής. Η επιτροπή 
αυτή που συγκροτείται από την προϊσταμένη αρχή δεν 
μπορεί να έχει περισσότερα από επτά (7) μέλη και απο¬ 
φασίζει για τη συγκεκριμένη προεπιλογή με σχετικό 
πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνει και όλα τα στοιχεία 
που έλαβε υπόψη της. Κατάλογος με τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση τοιχοκολλάται στο 
κατάστημα της αρμόδιας αρχής. 

7. Η επιλογή στηρίζεται στη μελέτη των φακέλων των 
ενδιαφερομένων και στα κριτήρια της εγγραφής τους 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που εκτιμώνται ειδικά για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Το αποτέλεσμα της προεπιλογής ανακοινώ¬ 
νεται εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία σε όλους 
όσους υπέβαλαν αίτηση είτε έχουν επιλεγεί είτε όχι. Οι 
ενστάσεις για την προεπιλογή υποβάλλονται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος. 

8. Οι προσκλήσεις για υποβολή προσφοράς από ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις που προεπελέγησαν κατά τη 
διαδικασία προεπιλογής, στέλνονται στους παραλήπτες 
επί αποδείξει μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 
8 του άρθρου 15 του παρόντος, που αντιστοιχούν στο 
σύστημα και το είδος του διαγωνισμού. Όταν μετά την 
προεπιλογή κληθούν οι επιλεγέντες να υποβάλουν προ¬ 
σφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 22 του παρόντος. 

Άρθρο 24 

Εγγύηση συμμετοχής - Χρόνος ισχύος 
των προσφορών 

1. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται πάντο¬ 
τε στη διακήρυξη σταθερό για όλσυς τους ενδιαφερο¬ 
μένους και προσδιορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) 
της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, με ανάλογη 
στρογγύλευση. Σε περιπτώσεις πσυ τσ έργσ είναι ιδιαί¬ 
τερα σημαντικό ή επείγον, η εγγύηση συμμετοχής μπο¬ 
ρεί να καθορίζεται μέχρι τέσσερα τσις εκατό (4%) της 
προϋπολσγιζόμενης αξίας με ανάλογη επίσης στρογγύ- 
λευση. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 5. 

2. Οι προσφορές που υποβάλλονται στους διαγωνι¬ 
σμούς για την ανάθεση των δημοσίων έργων δεσμεύσυν 
τσυς προσφέροντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, 
μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Όταν 
στο διαγωνισμό υπσβάλλσνται και τεχνικές πρσσφορές, 
ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) 
μήνες. Ειδικότερα στσυς διαγωνισμσύς πσυ υπόκεινται 
εκ τσυ νόμου στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των 
προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μή¬ 
νες αντίστοιχα. Στα έργα που ανατίθενται με το σύστη¬ 
μα πρσσφσράς του άρθρου 11 του παρόντος, ο χρόνος 
ισχύος της προσφοράς ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Επιτρέπεται, οι εγγυητικές επιστολές για τη συμμε¬ 
τοχή, να έχουν προθεσμία ισχύσς, που όμως θα υπερ¬ 
βαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες τον προδιαγραφόμενο 
χρόνο ισχύος των προσφορών. 

4. Η εγγύηση συμμετσχής των τριών πρώτων κατά 
σειρά μειοδσσίας υποψηφίων επιστρέφεται μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. Όι εγγυήσεις συμμετσχής των 


άλλων διαγωνιζόμενων απσδίδσνται μετά την έγκριση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή και νωρίτερα αν 
το ζητήσει σ ενδιαφερόμενσς που δεν υπέβαλε ένσταση 
και η αρχή πσυ διενεργεί το διαγωνισμό δεν πιθανσλσ- 
γεί την ανατρσπή του αποτελέσματος με ενδεχόμενη 
την ανακήρυξή του ως αναδόχου. 

5. Η εγγύηση συμμετσχής των πρσηγσύμενων πα¬ 
ραγράφων, παρέχεται με εγγυητικές επιστσλές του 
Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή τραπεζών πσυ λειτσυργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Όικονομικού 
Χώρου (Ε.Ό.Χ.) ή του Παγκόσμιου Όργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ό.Ε.), συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τσυς 
στην ελληνική γλώσσα. Μπσρεί επίσης να παρέχεται και 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
για παρακατάθεση σε αυτό τσυ αντίστσιχου χρηματι- 
κσύ πσσσύ ή χρεσγράφων πσυ πρσβλέπεται η τέτσια 
χρήση τους και με την τιμή που προβλέπουν για αυτά 
οι ειδικές διατάξεις. 

Όι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου 
να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύ¬ 
νονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στσ 
φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να ανα¬ 
φέρουν σαφώς τα στσιχεία της επιχείρησης υπέρ της 
σπσίας παρέχσνται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το 
οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως 
αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να πε¬ 
ριλαμβάνουν παραίτηση τσυ εγγυητή από το δικαίωμα 
διζήσεως και υπόσχεση για την απρσφάσιστη καταβσλή 
τσυ πσσού, εντός πέντε (5) το πολύ εργασίμων ημερών 
από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδσπσίησης. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπί¬ 
πτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που 
υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακή¬ 
ρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της 
εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της 
εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου 
Δημόσιων Έργων. 

Άρθρο 25 

Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών 

Ενστάσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών μπσρεί 
να υπσβληθσύν μόνο από επιχειρήσεις πσυ συμμετέ- 
χσυν στο διαγωνισμό ή απσκλείστηκαν από αυτόν σε 
σποιοδήπστε στάδιο της διαδικασίας τσυ. Όι ενστάσεις 
μπορεί να υποβληθούν μόνο για τα στάδια προεπιλογής, 
κατάθεσης πρσσφορών και αξισλόγησης και για λόγσυς 
πσυ ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Όι ενστάσεις υπσβάλλσνται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την ανακσίνωση τσυ αποτελέσματος του αντίστοι¬ 
χου σταδίου και απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή 
η σποία και απσφασίζει. 

Άρθρα 26 

Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής έργων 

1. Η ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων 
γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση ή 
κσινοπραξία η σπσία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, 
υπό τσν όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμε¬ 
τσχής στο διαγωνισμό. Άν η ισχύς της πρσσφοράς του 
αναδειχθέντος μειοδότη έχει λήξει και δεν συμφωνεί 
στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης 
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της σύμβασης, η προϊστάμενη αρχή απευθύνεται στο 
δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει 
το διαγωνισμό αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 
ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη και στην περίπτωση 
αυτή, των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος. 

2. Μετά τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητας της 
διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή 
ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία 
που αναδείχθηκε μειοδότρια, τάσσοντας την κατά την 
κρίση της αναγκαία προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, να προσκο¬ 
μίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και 
έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, 
σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως 
σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα 
χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης της υπηρεσίας. Αν η τεθείσα προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη ή αν τα προσκομισθέντα δικαιολο- 
γητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισμό ο μειοδότης, 
εξετάζεται η ανάθεση της κατα- σκευής στην αμέσως 
επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, εργοληπτική επιχεί¬ 
ρηση ή κοινοπραξία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και 
ούτω καθεξής έως ότου καταστεί δυνατή η ανάθεση, 
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 27 του παρόντος. Η μη 
έγκαιρη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών, για 
λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του μειοδότη, 
έχει ως συνέπεια την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής και αποτελεί λόγο πειθαρχικής 
δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 και επόμενα 
του παρόντος. Σε περίπτωση μειοδότριας κοινοπραξίας, 
τις συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου υφίσταται το 
υπαίτιο μέλος της. 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ¬ 
μόζονται υποχρεωτικά και στην περίπτωση διαγωνισμού 
μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, όταν η 
ανάθεση γίνεται με βάση την οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζόμενων. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών με 
τα συστήματα προσφοράς: α) μελέτη και κατασκευή, 
β) αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή και γ) μερική 
ή ολική αυτοχρηματοδότηση του έργου με διάφορα 
ανταλλάγματα, ο ανάδοχος αναδεικνύεται κατά τις ει¬ 
δικές περί αυτών διατάξεις. 

Άρθρο 27 

Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το 
αποτέλεσμά της από την προϊσταμένη αρχή. 

2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
ακυρώνεται πριν από την έκδοση της κατακυρωτικής 
απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση της προϊστα- 
μένης αρχής, ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύ- 
ρωσης ανακαλείται από την ίδια, πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης, εφόσον συντρέχει έστω και μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εμφιλοχώρη- 
σαν παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων ή των όρων 
της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας και δεν μπορούν να αποκατασταθούν 
αλλιώς παρά με την ακύρωση του αποτελέσματος. 


β) Η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρί- 
νεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου. Στην 
περίπτωση αυτή, για την ακύρωση απαιτείται γνώμη 
του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου στο οποίο 
υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα 
αρχή, ή το τεχνικό συμβούλιο της οικείας περιφέρειας, 
όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμ¬ 
βούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού ή ενώσεις ή 
νομικά πρόσωπα των οργανισμών αυτών. 

γ) Ο συναγωνισμός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν 
βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόμενοι συνεννοήθηκαν 
για να αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό. Σε 
περίπτωση ακύρωσης του αποτελέσματος της δημο¬ 
πρασίας ή ανάκλησης της σχετικής απόφασης λόγω 
συνεννόησης των διαγωνιζομένων, οι συνεννοηθέντες 
αποκλείονται από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετο¬ 
χή στην εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και κινεί¬ 
ται εναντίον τους υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία της 
προϊσταμένης αρχής, η προβλεπόμενη από τις κείμενες 
διατάξεις πειθαρχική διαδικασία. 

3. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη από¬ 
φασή της, αν διαπιστώσει ότι εμφίλοχώρησαν λάθη ή 
παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, να 
ακυρώσει μερικά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή να 
αναμορφώσει το αποτέλεσμά της ή να διατάξει την 
επανάληψή της από το σημείο που συντελέστηκε το 
λάθος ή η παράλειψη. 

4. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί με αιτιολογημένη από¬ 
φασή της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν δεν έχει 
πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου, ή προκει- 
μένου να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τροποποίηση 
των αρχικών όρων ή να το κατασκευάσει με οποιονδή- 
ποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί 
επίσης, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει 
τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αν η σύμβαση δεν έχει 
συναφθεί ή έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να 
συναφθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης ή δεκαοκτώ (18) 
μηνών, στις περιπτώσεις διαγωνισμού με προεπιλογή 
ή με εφαρμογή του συστήματος προσφοράς που περι¬ 
λαμβάνει μελέτη - κατασκευή. Το αμέσως προηγούμενο 
εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εφαρμογής 
του συστήματος προσφοράς για την αξιοποίηση ακινή¬ 
των από τον εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής, 
καθώς και του συστήματος προσφοράς που περιλαμ¬ 
βάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση έργου, με 
διάφορα ανταλλάγματα. 

Άρθρο 28 

Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης 
ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού 
προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων 

1. Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ πε¬ 
ριορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης για την κατασκευή δημοσίου έργου, αποτελεί 
εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται: 

α) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν. 
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β) Όταν πρόκειται για υπόθεση που αφορά σε απόρ¬ 
ρητα του κράτους. Ο χαρακτηρισμάς ως κρατικού 
απορρήτου δίδεται ύστερα απά απόφαση τσυ Πρωθυ¬ 
πουργού. 

γ) Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση θεο¬ 
μηνίας, σοβαρού επικείμενου κινδύνου, μοναδικότητας 
του κατασκευαστή, συνέχισης εργασιών ύστερα από 
έκπτωση του αναδόχου ή διάλυσης της εργολαβικής 
σύμβασης, άταν πράκειται για ερευνητικές εργασίες ή 
εργασίες δσκιμαστικές εφαρμσγής νέων τεχνολογιών ή 
για έργα ειδικής φύσης, εφόσον χαρακτηριστούν έτσι με 
απόφαση τσυ φορέα κατασκευής του έργου, που εκδί- 
δεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

δ) Όταν πρόκειται για την κατασκευή έργων Όργανι- 
σμών Τσπικής Αυτοδισίκησης (Ό.Τ.Α.) α' βαθμίδας από 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις των Ό.Τ.Α. εγγεγραμ¬ 
μένες στα μητρώο του άρθρου 92 του παρόντος και 
με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τους όρους που 
προβλέπονται από το άρθρο 10 του π.δ. 171/1987 ( ΦΕΚ 
84 Α'). 

Όι προϋποθέσεις και οι άροι αυτοί μπορεί να τρο¬ 
ποποιούνται με προεδρικά διάταγμα που εκδίδεται με 
πράταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων. 

ε) Όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων 
και εργασιών συντήρησης, πσυ η πρσϋπολσγιζόμενη 
δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθο¬ 
ρίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων με 
απάφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων. 

2. Μετά απά έγκριση του αρμάδιου οργάνου και ύστε¬ 
ρα απά δημοσίευση σχετικής προκήρυξης επιτρέπεται 
ομοίως η απευθείας ανάθεση: 

α) Όταν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού οι προσφο¬ 
ρές που έχουν υποβληθεί είναι άκυρες ή απαράδεκτες 
και η επανάληψη του διαγωνισμού κρίνεται απά το άρ- 
γανο που έχει διακηρύξει το διαγώνισμά ασύμφσρη για 
τσ Δημόσιο. 

Στην περίπτωση αυτή οι όροι της διακήρυξης του δι- 
εξαχθέντος διαγωνισμού επιτρέπεται να μεταβληθούν, 
κατά την απευθείας ανάθεση, μάνο για να καταστσύν 
πια συμφέροντες για το Δημάσιο. 

β)Όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις και πρό¬ 
κειται για έργα που η φύση τσυς ή αστάθμητοι παρά¬ 
γοντες δεν επιτρέπουν μια προκαταρκτική συνολική 
τιμολάγηση. 

3. Μετά απά έγκριση τσυ αρμάδιου οργάνου χωρίς 
δημοσίευση της σχετικής πρσκήρυξης, επιτρέπεται η 
απευθείας ανάθεση: 

α) Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία 
κατάλληλη προσφορά σε διαγωνισμό ανοιχτό ή κλει¬ 
στό. 

β) Όταν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχε¬ 
τικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, 
η εκτέλεση των έργων μπορεί να ανατεθεί μάνο σε 
συγκεκριμένο πράσωπο. 

γ) Σε περίπτωση πσυ η σύμβαση αποτελεί συνέχεια 
ενάς διαγωνισμσύ μελετών και σύμφωνα με τους εφαρ- 
μοζάμενους κανάνες θα πρέπει να ανατεθεί αυτή στο 
νικητή του διαγωνισμού ή σε έναν από αυτούς. 

δ) Σε περίπτωση που έκτακτη και προδήλως κατεπεί- 
γουσα ανάγκη, η συνδρομή της οποίας αιτιολογείται 
πλήρως απά την αρμάδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη 


την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια 
δημοπρασίας και υπά την πρσϋπάθεση ότι η ως άνω 
έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη δεν οφείλεται σε 
δική της ευθύνη. 

ε) Σε περίπτωση συμπληρωματικών εργασιών πσυ δεν 
περιλαμβάνονται στην πρώτη σύμβαση κατασκευής έρ¬ 
γου, οι οποίες είναι άμως αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης 
έργου και υπά τις περαιτέρω προϋποθέσεις: 

ί) όταν δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια 
σύμβαση 

ϋ) όταν μπορούν μεν να διαχωριστούν, είναι όμως από¬ 
λυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. 

Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας 
της κύριας σύμβασης. 

στ) Στην περίπτωση νέων έργων που συνίστανται στην 
επανάληψη άλλων παράμσιων που είχαν ανατεθεί με 
διαγώνισμά στσν αρχικά ανάδοχσ και αποτελούν συ¬ 
νέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, με την 
πρσϋπάθεση άτι δεν έχει παρέλθει τριετία από αυτή 
και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με 
δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμσγής. 

Άρθρο 29 

Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προφσρική Δημοπρασία 

1. Αν πρόκειται για έργα που ο προϋπολογισμός του 
είναι μεγαλύτερος από το όριο που επιτρέπεται η απευ¬ 
θείας ανάθεση και μέχρι του ποσού που καθορίζεται 
κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του β' εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α'), μπορεί να διενεργηθεί πράχειρος διαγωνισμός 
ή προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις επόμενες παραγράφους. 

2. Ό πράχειρος διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική 
διαδικασία από τριμελή επιτρσπή. 

3. Η προφσρική δημοπρασία διενεργείται με πρσφσρι- 
κές πρσσφορές πσσοστού έκπτωσης ενώπισν της επι¬ 
τροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο 
πρακτικά τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζάμενου και την 
έκπτωση που δηλώνει. Καθένας απ’ αυτούς που συμ¬ 
μετέχει στη δημσπρασία μπορεί, μετά την εκφώνηση 
και καταγραφή απά άλλο συμμετέχοντα, ευνοϊκάτερης 
προσφοράς για τον κύριο του έργου, να προσφέρει ξανά 
μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης. Το πρακτικά, μάλις 
τελειώσει ο διαγωνισμάς, κλείνει και προσυπογράφεται 
από τον τελευταίο μειοδότη. Στις προφορικές δημοπρα¬ 
σίες κάθε διαγωνιζάμενος προσφέρει ενιαία ποσσστά 
έκπτωσης για άλες τις τιμές του τιμολογίου της υπη¬ 
ρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατά (%). 

4. Όι προφορικές δημοπρασίες της πρσηγσύμενης πα¬ 
ραγράφου διενεργούνται με βάση κείμενο των όρων και 
τιμών που εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

5. Ανακοίνωση για τη δημοπρασία δημοσιεύεται σε μια 
ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε τουλάχιστον ημέρες 
πριν απά τη δημοπρασία και τσιχσκολλάται πριν απά 
την ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπη¬ 
ρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Αν δεν εκδίδεται 
στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω 
τοιχοκάλληση. Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την 
κρίση της υπηρεσίας να ακολσυθηθεί και σποιοσδή- 
πστε άλλσς πράσφορος τρόπος γνωστοποίησης της 
δημοπρασίας. 
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6. Η προσφορά δεσμεύει αυτόν πσυ την υποβάλλει 
επί ένα (1) μήνα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 
Μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να υπογραψεί η σχετική 
σύμβαση. 

7. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

8. Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την 
επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας και την κατάρ¬ 
τιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές 
διατάξεις του παρόντος κώδικα. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Άρθρο 30 
Σύναψη σύμβασης 

1. Η σύμβαση κατασκευής του έργου, όταν αυτή απο¬ 
τελεί συνέχεια δημοπρασίας, συνάπτεται με την κοι- 
νσποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο, της 
εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας από¬ 
φασης της πρσϊσταμένης αρχής. Οι συμβατικσί όρσι 
περιέχονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, στα τεύχη και 
σχέδια που την συνοδεύουν, στις οικείες εγκεκριμένες 
μελέτες, καθώς και στα τεύχη και σχέδια, στα οποία 
γίνεται παραπομπή ή αναφορά. Το, αποδεικτικού χαρα¬ 
κτήρα, έγγραφο συμφωνητικό πσυ πρέπει να υπσγρά- 
φεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ύστερα από 
την σύναψη της σύμβασης, απαγσρεύεται να μεταβάλει 
τους συμβατικούς όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 
σύμβαση συνάπτεται με την υπσγραφή ταυ σχετικού 
εγγράφου. 

2. α) Πριν από την εκ μέρους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. 
και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σύναψη 
οπσιασδήποτε σύμβασης έργου, προϋπολογισμού δα¬ 
πάνης, χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος φόρου 
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), μεγαλύτερου του ποσού 
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται 
υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυτής από κλιμάκιο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, 
η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό 
αυτόν υποβάλλεται από την προϊσταμένη αρχή φάκε¬ 
λος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε 
αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κειμένη 
νομοθεσία τσν αποκλεισμό της συμμετέχουσας στσ 
διαγωνισμό επιχείρησης. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός 
η σύμβαση δεν συνάπτεται. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση προς 
το Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου. 

β) Ο προβλεπόμενος από την περίπτωση α' της πα¬ 
ρούσας παραγράφσυ έλεγχος νομιμότητας επί των 
συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων εκτέλεσης έργων 
διενεργείται υπσχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους 
από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η προ- 
ϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Ο έλεγχος 
αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο 
διαπιστωθεί έλλειψη στσιχείων, αυτά ζητούνται από 
τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητι¬ 
κό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο 


έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των 
συμπληρωματικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
την καταθέση αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προ¬ 
θεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί 
με αιτιολογημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου τού¬ 
το θεωρείται εγκεκριμένο. 

γ) Οι προγραμματικές συμβάσεις, σι οπσίες συνά- 
πτονται μεταξύ δύσ αναθετουσών αρχών, όπως αυτές 
ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 3316/ 
2005 (ΦΕΚ 42 Α'), και αφορούν συγχρηματοδοτούμενα 
έργα, δεν εμπίπτουν στον προβλεπόμενο από την πε¬ 
ρίπτωση α' έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνε¬ 
δρίου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των έργων 
τα οποία αφορά η προγραμματική σύμβαση είναι κα¬ 
τώτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Για 
τις συμβάσεις ανάθεσης έργων που συνάπτονται στο 
πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα από την περίπτωση β'. 

3. Μετά τσν κατά ανωτέρω έλεγχο νομιμότητας της 
διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ακολουθείται η δι¬ 
αδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του πα¬ 
ρόντος. 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2 και 
3 εφαρμόζονται υποχρεωτικά και στην περίπτωση δια¬ 
γωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, 
όταν η ανάθεση γίνεται επί τη βάσει της οικονομικής 
προσφοράς των διαγωνιζομένων. 

5. Για την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού 
καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε ορισμέ¬ 
νη προθεσμία πσυ δεν μπσρεί να είναι μικρότερη από 
δεκαπέντε (15) ημέρες. Η έγγραφη πρόσκληση γίνεται 
συγχρόνως με την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της 
αντίστοιχης εγκριτικής του αποτελέσματος της δημο¬ 
πρασίας απόφασης της πρσϊσταμένης αρχής. Μέσα 
στην τασσόμενη προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρε¬ 
ωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και όλα 
τα απαιτούμενα από τη σύμβαση έγγραφα. 

6. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
εγγράφου συμφωνητικού ή δεν προσκομίσει τα απαι- 
τσύμενα από την πρσηγούμενη παράγραφο στοιχεία 
και η σύμβαση έχει κατά τα παραπάνω ήδη συναφθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται 
η προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 
καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συμ¬ 
μετοχής στη δημοπρασία, ως ειδική ποινή. Η έκπτωση 
κηρύσσεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και κατ’ αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει έν¬ 
σταση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της. 
Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την επι- 
βληθείσα έκπτωση από τη σύμβαση. Επί της ενστάσεως 
αποφασίζει σριστικά η προϊσταμένη αρχή. 

7. Η σύμβαση, εκ μέρσυς του κυρίου του έργου, υπο¬ 
γράφεται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική 
τσυ απστελέσματσς της δημοπρασίας απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής, από τον προϊστάμενο της διευ- 
θύνουσας υπηρεσίας και αναγράφει πάντοτε τον κύριο 
του έργου. 

8. Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο 
ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυν¬ 
σή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής 
σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώ- 
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νεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευ- 
θύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που 
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. 

9. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δη¬ 
λώνει εγγράψως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της δι- 
ευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι 
αποδεκτός από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση 
του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του ορι- 
ζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο 
διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο 
θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάστα¬ 
ση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή 
της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει 
μόνσ μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει 
πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του 
αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων 
ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά 
κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχσς 
είναι υπσχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρη¬ 
ση νέο αντίκλητο. 

10. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής 
έργσυ, ύστερα από διαγωνισμό, επανυπσλογίζονται, σε 
συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες 
για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθε¬ 
ώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της 
δαπάνης κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 31 

Ασυμβίβαστες ιδιότητες 

1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού 
μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή τσυ διευ¬ 
θυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, 
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του 
εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου 
διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης 
που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, 
εφόσσν συντρέχσυν οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4. Σε περίπτωση που βασικός μέτσχος 
ή εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η 
ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη του 
οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νο¬ 
μικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. 

2. Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της πρσηγούμενης παρα¬ 
γράφου καταλαμβάνει επίσης και τα παρένθετα πρό¬ 
σωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, 
του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στε¬ 
λέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης 
που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, 
καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο 
μέσω χρηματοδότησης ή συμφωνίας, εξαιρουμένων των 
δανείων από αναγνωρισμένσυς χρηματσπιστωτικούς 
οργανισμούς, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει 
επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή επιχείρηση που συ¬ 
νάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων ή ασκεί 
επιρρσή στη λήψη αποφάσεων, πσυ λαμβάνονται από 
τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχε¬ 
τικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των 
επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. 


3. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή 
διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβα¬ 
σης κατασκευής έργων συμμετέχει ένωση πρσσώπων 
ή κοινσπραξία ή σποιασδήποτε άλλης μορφής οντότη¬ 
τα, η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας τσυ παρόντος 
άρθρου ερευνάται αυτοτελώς για κάθε μέλος τους, 
εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4. 

4. Η διαπίστωση της ασυμβίβαστης ιδιότητας γίνεται, 
ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικα¬ 
σία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή και ελέγχεται, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος, εφόσον, 
λόγω της συνδρομής της κατά τα ως άνω ασυμβίβαστης 
ιδιότητας, αποδειχθεί με σριστική δικαστική απόφαση 
που έχει ισχύ δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση 
αποκλεισμού, εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά την 
έννοια του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 
144 του παρόντος (άρθρο 45 παρ.1 εδάφ.β' της Οδη¬ 
γίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004). Ενεργητική διαφθορά 
στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, 
υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της αναθέτουσας 
αρχής, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιοσδή¬ 
ποτε φύσεως ωφέλημα για τον εαυτό του ή για τρίτο, 
προκειμένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να μην τελέσει 
πράξη εκ των καθηκόντων του, ή κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του κατά παράβαση των νόμιμων καθη¬ 
κόντων του. Με την οριστική καταδικαστική απόφαση 
που έχει ισχύ δεδικασμένου πρέπει να διαπιστώνεται 
η ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε. με 
την οποία συνδέεται ο υποψήφιος, εξαιτίας της κατά 
τα ως άνω συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και 
απαγορεύσεων του παρόντος και του επόμενου άρθρου 
και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης 
του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητά του ως φυσικού αυ¬ 
τουργού ή ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού ή άμεσου 
σύνεργού στην τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής 
διαφθοράς. 

5. Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστι¬ 
κή καταδικαστική απόφαση, με ισχύ δεδικασμένου, που 
να διαπιστώνει το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, 
εάν μεν συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η δι¬ 
αδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
κατασκευής έργου, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή 
αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν η εκτέ¬ 
λεση της σύμβασης κατασκευής έργου έχει ανατεθεί 
σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα μέλη 
έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως άνω, για τη διάπραξη 
του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς ως φυσικοί 
ή ηθικοί αυτουργοί, τα μέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα 
και τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την εκτέλεση της 
σύμβασης, είτε μεταξύ τους είτε υποκαθιστώντας τα 
έκπτωτα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η ανα¬ 
θέτουσα αρχή. Ο καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος 
δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικα¬ 
σία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης κατασκευής έργου για χρονικό διάστημα ενός 
έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής 
απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρο¬ 
νικό διάστημα αποκλεισμού ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Οι 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για τον αποκλεισμό 
του υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία ή τη 
διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
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κατασκευής έργου, καθώς και οι αποφάσεις της αρχής 
που, κατά το άρθρο 33 του παράντος, είναι αρμάδια 
για τη διαδικασία ελέγχου, υπάκεινται σε προσφυγή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παρα¬ 
γράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α'), 
άπως ισχύει, καθώς και, ανεξάρτητα απά την άσκηση ή 
μη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
ίδιου νάμου. 

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 
έως 34 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί του 
άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά το άρθρο 
2 του V. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α'). 

Άρθρο 32 

Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
κατασκευής έργων 

1. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων κα¬ 
τασκευής έργων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. 
Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους 
βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και 
τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφό¬ 
σον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβίβαστου κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος. Απαγορεύεται 
επίσης η σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έρ¬ 
γων με επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί 
μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά 
στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή εταίροι 
ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευ¬ 
θυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφό¬ 
σον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα 
οριζόμενα επίσης στο άρθρο 31 του παρόντος. 

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει 
και: 

α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νομικών 
προσώπων που υπάγονται στην παράγραφο 1, β) κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται 
οικονομικά, μέσω χρηματοδότησης, εξαιρουμένων των 
δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρη¬ 
ση μέσων ενημέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη των 
αποφάσεων που λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης 
ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και 
την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής. 

3. Από την απαγόρευση του παρόντος εξαιρούνται οι 
δημόσιες συμβάσεις, των οποίων το αντικείμενο έχει 
άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο των δραστη¬ 
ριοτήτων των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Επίσης, 
εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται 
με επιχειρήσεις των οποίων βασικός μέτοχος είναι 
πολιτικό κόμμα που χρηματοδοτείται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις 
επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει άλλος βασικός μέτοχος 
που κατέχει τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 31 
του παρόντος. 

4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
με εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγρά¬ 
φου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), που 
προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του 
V. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'). Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι χώρες στις 


οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες με βάση το 
σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Οι εξωχώριες 
εταιρείες απαγορεύεται, επίσης, να συμμετέχουν με 
ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του 
μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια 
ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του 
V. 3310/ 2005, όπως ισχύει μετά το ν. 3414/2005. Η απα¬ 
γόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις 
εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε άλλα 
νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι επιχειρήσεων που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή μέτοχοι των μετόχων 
αυτών και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι 
ποσοστού μετοχών, το οποίο συνυπολογιζόμενο και 
αναγόμενο σε ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση που 
συνάπτει δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχεί σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ¬ 
σεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, 
όπως ισχύει μετά το ν. 3414/2005. 

β) Απαγορεύεται εξωχώρια εταιρεία να συμμετέχει 
με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί 
του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά μερί¬ 
δια ή να είναι εταίρος του εταίρου επιχείρησης μέσων 
ενημέρωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει μετά το ν. 3414/2005. Η απαγόρευση του προηγού¬ 
μενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι 
οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι 
μέτοχοι επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή μέτοχοι των 
μετόχων αυτών και ούτω καθεξής και οι οποίες είναι 
κάτοχοι ποσοστού μετοχών, το οποίο συνυπολογιζόμενο 
και αναγόμενο σε πσσοστό μετσχών στην επιχείρηση 
μέσων ενημέρωσης αντιστσιχεί σε ποσσστό μεγαλύτερο 
του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει μετά τσ ν. 3414/2005. 

γ) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξε¬ 
ων με τα στσιχεία α' και β' της παραγράφσυ αυτής, η 
επιχείρηση που πρόκειται να συμμετάσχει ή συμμετέχει 
σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για 
τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή η επιχείρηση μέσων 
ενημέρωσης υποχρεσύνται να καλέσει την εξωχώρια 
εταιρεία να εκποιήσει το σύνολο των εταιρικών μερι¬ 
δίων που κατέχει ή το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά 
περίπτωση αριθμό μετοχών, βάσει των οπσίων χαρα¬ 
κτηρίστηκε εταίρος ή εταίρος των εταίρων ή βασικός 
μέτσχος της αντίστσιχης επιχείρησης, εντός πρσθε- 
σμίας δέκα (10) ημερών από τη γνώση της παράβα¬ 
σης εκ μέρσυς της επιχείρησης. Μετά την πάροδσ της 
προθεσμίας αυτής, οι μετοχές της εξωχώριας εταιρεί¬ 
ας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η επιχείρηση 
ή, εάν πρόκειται για μετσχές εισηγμένες σε ημεδαπό 
χρηματιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οφείλει 
να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία από τα βιβλία με¬ 
τόχων ή τις βάσεις δεδσμένων του Συστήματος Αυλών 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται 
αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε' της παραγράφου 
2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920, του προϊόντος της 
εκποίησης αποδιδόμενου στον κύριο των ακυρουμένων 
μετοχών. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1715 


Άρθρο 33 

Διαδικασία ελέγχου 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) 
ελέγχει κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, 
εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες 
συμβάσεις κατασκευής έργων ασυμβίβαστη ιδιότητα ή 
απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις 
των άρθρων 31 και 32 του παρόντος. Ο έλεγχός της είναι 
διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου 
έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ο έλεγχος και 
οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων 
και των απαγορεύσεων του ν. 3310/2005 όπως ισχύει 
μετά το ν. 3414/2005 αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες 
τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ¬ 
ροντος που εκδίδονται από τις αναθέτουσες αρχές. 

2. Πριν από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης 
κατασκευής έργου με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλ¬ 
λαγμα μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
ευρώ, απαιτείται η υποβολή από την επιχείρηση στο 
Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., αίτησης για την 
έκδοση πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβιβάστων 
ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια και υπό 
τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος. 
Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της ανα- 
θέτουσας αρχής και του αντικειμένου της διαγωνιστικής 
διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης. Με την αίτηση 
συνυποβάλλονται τα έγγραφα που απαιτούνται για τον 
έλεγχο των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγο¬ 
ρεύσεων των προηγούμενων άρθρων. Σε περίπτωση 
έκδοσης, πριν από την υπογραφή της δημόσιας σύμ¬ 
βασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης που έχει 
ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται κατά 
τα ως άνω η τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής 
διαφθοράς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, χωρίς υπαί¬ 
τια καθυστέρηση, να υποβάλει την απόφασή της περί 
αποκλεισμού του υποψηφίου στο Ε.Σ.Ρ. προκειμένου 
να ελεγχθεί, το αργότερο πριν από την υπογραφή της 
δημόσιας σύμβασης, ο αποκλεισμός του. 

3. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. 
20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673 Β') απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας έγγραφα. Με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο 
ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από 
γνώμη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τρο¬ 
ποποιούνται τα απαιτούμενα ως άνω έγγραφα, τα οποία 
πρέπει να αναφέρουν τα αναγκαία στοιχεία για την 
εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

4. Μετά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής 
έργου, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο 
Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. οποιαδήποτε 
αλλαγή των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπί¬ 
πτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή τις απαγορεύσεις, 
κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 
και 32 του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της δημόσιας σύμβασης και έως την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσής της. Σε περίπτωση έκδοσης, μετά από την 
υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, οριστικής καταδι- 
καστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με 
την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του 


αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς, η αναθέτουσα 
αρχή Οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να προσκο¬ 
μίσει την απόφασή της περί εκπτώσεως του αναδόχου 
στο Ε.Σ.Ρ., προκειμένου να ελεγχθεί η έκπτωσή του. 

Άρθρο 34 
Συνέπειες ελέγχου 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν 
οι ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις κατά την 
έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του 
παρόντος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν μέλος του εκδίδει, μετά από απόφαση του 
Ε.Σ.Ρ., το σχετικό πιστοποιητικό εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του 
αιτήματος του ενδιαφερομένου σε αυτό. Στο πιστοποι¬ 
ητικό αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης δι- 
αγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας ανάθεσης, στην 
οποία αφορά το πιστοποιητικό, καθώς και τα στοιχεία 
της αναθέτουσας αρχής στην οποία απευθύνεται. Το 
πιστοποιητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. 
Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που 
τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., το 
άλλο αποστέλλεται προς την αναθέτουσα αρχή, η οποία 
διενεργεί τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη 
διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιη¬ 
τικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο, 
προκειμένου να επισυναφθούν στο σώμα της δημόσι¬ 
ας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται 
υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει το 
πιστοποιητικό. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από 
το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση του πιστοποιητικού σε μεγαλύτε¬ 
ρο αριθμό πρωτοτύπων ανάλογα με τον αριθμό των 
συμβαλλομένων. 

Η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) 
ημερών μπορεί να παραταθεί για αποκλειστική προθε¬ 
σμία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες, ύστερα από 
αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., η 
οποία κοινοποιείται και στην αναθέτουσα αρχή. 

2. Εάν το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι συντρέχει ασυμβί¬ 
βαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, ο 
Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
μέλος του εκδίδει, μετά από τη σχετική απόφαση της 
Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., και εντός της προαναφερόμενης 
αποκλειστικής προθεσμίας, σχετική απορριπτική πράξη, 
που είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη. Η απορ¬ 
ριπτική πράξη κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην 
αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή ανακηρύσσει ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά 
σειρά υποψήφιο, ο οποίος και υποχρεούται στην τήρηση 
της σχετικής διαδικασίας για την έκδοση του πιστοποι¬ 
ητικού από το Ε.Σ.Ρ., με την επιφύλαξη εφαρμογής της 
διάταξης της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του 
άρθρου 7 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική 
προθεσμία, η αναθέτουσα αρχή, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στις παραγράφους 5, 6 και 7, προβαίνει 
στην κατάρτιση της δημόσιας σύμβασης ωσάν να είχε 
εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Εάν μετά τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης εκτέ¬ 
λεσης έργου και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της 
διαπιστωθεί από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αι¬ 
τιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαψάνει- 
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ας του Ε.Σ.Ρ., η συνδρομή σχετικά με τον ανάδοχο μιας 
από τις προαναφερθείσες ασυμβίβαστες ιδιότητες και 
απαγορεύσεις, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέ¬ 
σεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει μετά το ν. 3414/2005, κυρώσεις. 

5. Η κρίση που διατυπώνει το Ε.Σ.Ρ για τη συνδρομή ή 
μη των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων ή απαγορεύσεων, που 
προβλέπονται κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέ¬ 
σεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, με την έκδο¬ 
ση ρητής διοικητικής πράξης, δεσμεύει τα όργανα που 
ελέγχουν τη νομιμότητα της κατάρτισης των δημοσίων 
συμβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, με εξαίρεση 
τον έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 19 
του π.δ. 774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Οι πράξεις του Ε.Σ.Ρ. που εκδίδονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας του άρθρου αυτού αποτελούν εκτε¬ 
λεστές διοικητικές πράξεις. Όποιος έχει έννομο συμ¬ 
φέρον, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ασκεί 
ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
V. 2522/1997 ( ΦΕΚ178 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς 
και ανεξάρτητα από την προηγούμενη άσκηση αίτησης 
ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω 
νόμου. 

7. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς προηγουμένως 
να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου 
αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της 
οριζόμενης προθεσμίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά πα¬ 
ράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι άκυρη, 
και επισύρει για τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας 
αρχής, τα οποία προβαίνουν εν γνώσει τους στην ανω¬ 
τέρω σύναψη, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον 
ενός (1) έτους. 

8. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατακυρώσει 
το διαγωνισμό ή αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας 
σύμβασης στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψή¬ 
φιο για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις 
της παραγράφου 2, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανά- 
δοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο 
άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της αναθέτουσας αρχής 
να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγματος που τυ¬ 
χόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύμβασης ή 
την ανάθεση της εκτέλεσής της στον αμέσως επόμενο 
κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η αναθέτουσα αρχή είναι 
το Δημόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς 
του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ, 
κατόπιν σχετικής πράξης της αναθέτουσας αρχής, με 
την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρ¬ 
μόδιας ΔΟΥ αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξή 
του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
Εάν αναθέτουσα αρχή είναι νομικό πρόσωπο του ευρύ¬ 
τερου δημόσιου τομέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται 
δικαστικώς, εφόσον γί αυτά τα νομικά πρόσωπα δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ. 

Άρθρο 35 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαι¬ 
τείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. 


Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιω¬ 
τικού συμφωνητικού της σύμβασης και το ύψος της 
ανέρχεται γενικά σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Στον προϋπολο¬ 
γισμό περιλαμβάνεται το κονδύλια των απροβλέπτων 
και δεν περιλαμβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης 
και του Φ.Π.Α.. Στις περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών 
έργων ή αν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει ιδιαί¬ 
τερη σημασία, η διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτε¬ 
ρο ποσοστό εγγύησης, όχι όμως πέραν του δέκα τοις 
εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ 
περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, ορίζεται ομοίως 
με τη σύμβαση εγγύηση μέχρι του ποσοστού του προ¬ 
ηγούμενου εδαφίου. 

2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρμόζεται η παρά¬ 
γραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζεται υπο¬ 
χρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το 
οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, 
επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου, 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: 
για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης 
μετά το ως άνω όριο, μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα 
εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Γ ια τις επόμενες 
δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μία (1) μονάδα 
για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόμενες 
μονάδες έκπτωσης, μιάμιση (1,5) μονάδα εγγύησης για 
κάθε μονάδα έκπτωσης έως ότου συμπληρωθεί συνο¬ 
λικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, όπως 
αυτός ορίζεται πιο πάνω. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται μετά από 
γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, ορίζεται για 
όλα τα εκτελούμενα στη χώρα δημόσια έργα ενιαίο όριο 
ανά κατηγορία και είδος έργου, άνω του οποίου ισχύει 
υποχρεωτικά η παράγραφος 2. Μέχρι την έκδοση της 
απόφασης το ποσοστό αυτό ορίζεται κατά την παρά¬ 
γραφο 2. Σε ορισμένους νομούς που παρουσιάζουν, για 
διάφορους λόγους, ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εκτέλε¬ 
ση των έργων και για έργα προϋπολογισμού μέχρι του 
ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., είναι 
δυνατός ο ορισμός, με την ίδια απόφαση, μεγαλύτερου 
ορίου εφαρμογής της παραγράφου 2, ανά κατηγορία 
και είδος έργου, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
έχουν την έδρα τους στο νομό όπου εκτελείται το έργο. 
Γ ια έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές το 
παραπάνω εδάφιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά. 

4. Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιί¬ 
ας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και πρασίνου το 
ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε δώδεκα 
τοις εκατό (12%). Για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι 
του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. 
που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νομό 
όπου οι περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο καθορίζε¬ 
ται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τις ανωτέρω 
κατηγορίες. 

5. Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, 
δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών μετά την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, πέραν της, κατά τις 
κείμενες διατάξεις, αποζημίωσής του για τις θετικές 
ζημίες μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, μπορεί 
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να υποβάλει αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για 
επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2. 
Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογημένα η προϊστά¬ 
μενη αρχή, εντός μηνάς από την υποβολή της, κατόπιν 
εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει εκ νέου την πρόσθετη 
εγγύηση, όταν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασι¬ 
ών στο έργο και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της 
εγγράφου σχετικής προσκλήσεως της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, 
εκτός αν έχει κινηθεί η διαδικασία διάλυσης από τον 
ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της έκ¬ 
πτωσης, τις συνέπειες και τη συνέχιση και ολοκλήρωση 
του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 
του παρόντος. 

6. Για τις τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις που 
υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
υπογραφή, συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της 
οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συμπληρωματικής 
σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που ανα- 
φέρεται στην παράγραφο 1, στο οποίο προστίθεται το 
ήμισυ του ποσοστού που ενδεχομένως προκύπτει κατά 
την παράγραφο 2. 

7. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, οι εγγυήσεις για τη συμμετοχή στους 
διαγωνισμούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν 
λαμβανόμενη προκαταβολή, παρέχονται με εγγυητικές 
επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργολη¬ 
πτών Δημόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Λ.Ε.), ή τραπεζών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενες από επί¬ 
σημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
επίσης να παρέχονται και με γραμμάτιο του Τ αμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που 
προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και με την τιμή που 
προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου 
να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύ¬ 
νονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στο 
φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να ανα¬ 
φέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της 
οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για 
το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, 
όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε 
να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δι¬ 
καίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 
καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 

8. Οι εγγυήσεις των προηγούμενων παραγράφων κα¬ 
ταπίπτουν πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου και κα¬ 
λύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καμία διάκριση την 
πλήρη και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων 
της σύμβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση 
του κυρίου απέναντι στον ανάδοχο που προκύπτει από 
την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η κατάπτωση 
γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της απο- 
φάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης 
της εγγύησης. 


9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρα¬ 
τήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδο¬ 
χο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) 
στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών και σε δέκα 
τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβά¬ 
νονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά 
ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις μπορεί να 
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερι¬ 
κά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις 
της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία 
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύ- 
νουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 
συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών 
των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. 

10. Αν αποφασισθεί από τον κύριο ή το φορέα κατα¬ 
σκευής του έργου μείωση των εργασιών της σύμβασης, 
που συνεπάγεται και μείωση του προς καταβολή συμ¬ 
βατικού ποσού, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 
μειώνεται αναλόγως με τη μείωση του συμβατικού πο¬ 
σού. Η μείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως 
του αναδόχου. 

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης 
εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%) της αρχικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, 
επιστρέφεται, με αίτηση του αναδόχου και σχετική από¬ 
φαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν 
συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες 
και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαί¬ 
ες μονάδες, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν 
πρόσθετης εγγύησης, ενώ με την έκδοση της βεβαίωσης 
περάτωσης του έργου επιστρέφεται το σύνολό της. 

Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσο¬ 
στό σαράντα τοις εκατό (40%) της αρχικής εγγύησης, 
όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συ¬ 
μπληρωματικών συμβάσεων, αμέσως μετά την έγκριση 
του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο 
της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς 
καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλ¬ 
λου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού 
λογαριασμού του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Άρθρο 36 

Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη - 
Υπερημερία κυρίου του έργου 

1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των 
έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία 
του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επι- 
βλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς 
υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την 
επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι 
περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και 
γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και ενεργεί 
ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των 
έργων. 

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και 
βοηθούς αυτών για το έργο ή τμήματά του ή είδη έργα- 
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σιών τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη 
δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου 
και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους 
άμεσους βοηθούς του προϊστάμενου της διευθύνου- 
σας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που 
σχετίζονται με το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επί 
μέρσυς διατάξεις του παράντος Κώδικα. Δεν αποκλείε¬ 
ται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάμενο της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

3. Στα καθήκοντα των επιβλεπάντων περιλαμβάνο¬ 
νται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας 
και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των 
άρων της σύμβασης απά τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των 
επιβλεπάντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατί¬ 
θενται και έχουν ανάλογες ευθύνες. 

4. Στην περίπτωση κατασκευής έργσυ με ανάθεση σε 
ανάδσχσ η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση 
από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην 
κατασκευή τσυ έργου σύμφωνα με τσυς κανόνες της 
τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στσν προσρισμό τσυ. 

Στην περίπτωση κατασκευής έργου με αυτεπιστασία, 
η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα μέσα πσυ έχει 
στη διάθεσή της κατά τον οικονομοτεχνικά προσψορά- 
τερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της 
τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό τσυ. 

5. Η υποχρέωση της επίβλεψης να πρσβαίνει σε κάθε 
ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβα¬ 
σης από τον ανάδοχο, δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση 
τις ευθύνες τσυ αναδάχου, σύμφωνα με τις ισχύσυσες 
διατάξεις και τη σύμβαση. 

6. Η επίβλεψη μπσρεί να ασκηθεί εκτός από τσν τόπο 
των έργων και σε όλσυς τσυς χώρσυς που κατασκευά¬ 
ζονται τμήματα του έργου. 

7. Με απάφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζσνται κατηγσρίες 
μεγάλων ή ειδικών έργων, στην ομάδα επίβλεψης των 
οποίων μετέχει απαραίτητα και ο μελετητής του έργου. 
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτσμέ- 
ρεια, ιδίως ο τρόπος καθορισμού της τυχόν αμοιβής του 
και η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών. 

8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κα¬ 
τασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊ- 
σταμένη αρχή κάθε δίμηνο συνοπτικές εκθέσεις για την 
πσρεία του έργου και τα σημαντικά πρσβλήματα που 
σχετίζονται με την κατασκευή του. 

9. Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών 
έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με κλιμάκιο της δι- 
ευθύνουσας υπηρεσίας, πσυ έχει επικεφαλής τεχνικά 
κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούμενο αριθμά βοηθών 
και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλι¬ 
μάκιο επίβλεψης μπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα 
της διευθύνσυσας υπηρεσίας ή με απάψαση Υπσυργσύ 
Περιβάλλσντσς, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων στον 
τόπο των έργων. 

10. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγμα¬ 
τικών περιστατικών, η αρμάδια υπηρεσία μπορεί να 
προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται απά κατάλληλο 
τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλή¬ 
λους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται 
τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, 
αν συντρέχει περίπτωση. 


11. Αν ο κύρισς του έργου καταστεί υπερήμερος ως 
προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών 
του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο 
για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την 
επίδοση απά αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε 
περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής 
σι θετικές ζημιές οφείλσνται κατά το μέτρο που υπερ¬ 
βαίνουν τον τάκο υπερημερίας. 

Άρθρο 37 

Γενικές υποχρεώσεις του αναδάχου 

1. Ό ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει 
το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμ¬ 
φωνες πρσς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του 
φορέα κατασκευής τσυ έργσυ. 

2. Ό ανάδοχσς έχει την υπσχρέωση να τηρεί με ακρί¬ 
βεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων με¬ 
ρών τσυ έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 
σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης. 

3. Όι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο 
όργανο για συμπλήρωση ή τροπσπσίηση των στοιχείων 
της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του 
άρθρου 57 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των 
εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι υπο¬ 
χρεωτική για τον ανάδοχο. Ό ανάδοχος δεν δικαιούται 
να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές 
στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και 
αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση με- 
ταβσλή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, κα¬ 
ταβάλλεται μάνα η αξία των πσσοτήτων των εργασιών 
που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται 
εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τρσπο- 
πσιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο 
των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη 
διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει 
αμέσως εγγράψως τη διευθύνσυσα υπηρεσία, για την 
έκδοση κανσνικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφο- 
ρσποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, 
ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει 
εκτελέσει σύμφωνα με την εντσλή της επίβλεψης μέχρι 
τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, σ ανά- 
δσχος υπσχρεούται να διαθέσει για το έργο άλο το 
απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, σχήματα, 
απσθηκευτικούς χώρσυς, εργαλεία και οποιαδήπστε 
άλλα μέσα. Ό ανάδσχσς σε κάθε περίπτωση βαρύνεται 
με όλες τις απαιτσύμενες δαπάνες για την ολοκλήρω¬ 
ση τσυ έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και 
ημερσμισθίων τσυ πρσσωπικσύ, οι δαπάνες όλων των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνη¬ 
ση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της 
μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι 
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθω¬ 
σης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες 
εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών 
σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς 
το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης 
και διάλυσης εργσταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων 
ζημιών στσ προσωπικά τσυ, στον κύριο του έργου ή 
σε οποισνδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη 
απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου. 
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6. Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήπο- 
τε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδο- 
χο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 
υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση άλλοι φό¬ 
ροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό 
αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο 
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
Τυχόν μεταγενέστερες αυξσμειώσεις, αυξσμειώνσυν 
αντίστσιχα τσ σφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 
εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του 
φόρου αυτού. 

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση 
των διατάξεων της εργατικής νομσθεσίας, των διατά¬ 
ξεων και κανσνισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, 
ή σε σποισνδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προ¬ 
στασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων 
ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη 
του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη 
πρσσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα 
τα σχετικά μέτρα. 

8. Ανεξάρτητα από την υπσχρέωση ταυ αναδόχου να 
διαθέτει όλα το προσωπικό πσυ απαιτείται για τη διεύ¬ 
θυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, 
η σύμβαση μπορεί να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον αριθμό 
τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκ¬ 
παίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά 
την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο αριθμός αυτός προ¬ 
σαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου με 
βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τσυ. Ο ανάδοχος 
Οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την 
ισχύσυσα νσμοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγεί¬ 
ας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β'), ΔΕΕΠΠ/85/ 
14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β') και ΔΙΠΑΔ/σικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 
16 Β'), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και 
τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες ανα- 
πρσσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης 
και της κατασκευής του έργου. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία μπσρεί πάντα να διατάσσει 
την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιο¬ 
λογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων 
τσυ αναδόχου. 

9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των απσ- 
δσχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η 
διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των 
ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους 
δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανά- 
δσχος δεν εξσψλήσει τους δικαιούχους, τότε η διευθύ- 
νουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των 
οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους 
από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του ανα¬ 
δόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές 
μέχρι τριών (3) το πολύ μηνών πριν από την όχληση των 
ενδιαφερομένων. 

10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση 
και χρησιμσπσίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων 
υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές 
πριν από τη χρησιμοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν 


από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απα¬ 
γορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφσρων για 
τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχσς εμπο¬ 
ρεύεται τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση τσυ έργσυ 
αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτσς με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσι¬ 
ων Έργων. Με την ίδια απόφαση μπσρεί να επιβληθεί 
πρόστιμο μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) 
ευρώ, τσ σπσίσ εισπράττεται υπέρ του Ταμείσυ Εθνικής 
Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

11. Τα υλικά πσυ συναντώνται κατά την κατασκευή του 
έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων, 
ανήκσυν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημι¬ 
ώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, 
αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να 
παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να 
είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών 
κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από 
τον ανάδοχο γίνεται μετά από διαταγή της υπηρεσίας 
και αφσύ συνταχθεί σχετικό πρωτόκσλλσ μεταξύ του 
επιβλέποντος και του αναδόχου. 

12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει 
αμέσως τη διευθύνσυσα υπηρεσία αν τυχόν κατά την 
κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποια¬ 
δήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες 
εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυ¬ 
στέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή τους από αυτή 
την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις τσυ 
παρόντσς κώδικα. 

13. Ο ανάδσχσς έχει την υπσχρέωση να μην παρε¬ 
μποδίζει την εκτέλεση οπσιωνδήπστε άλλων έργων ή 
εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνα¬ 
τόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας 
του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 
εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας 
τους και χωρίς μείωση της ευθύνης τσυ να αποκαθιστά 
ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν 
βλαβών ή διακσπών. 

14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει 
την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστά¬ 
σια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και 
γενικά σε όλσυς τους χώρους που κρίνει απαραίτητο 
η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της 
αναδόχου επιχείρησης τα έργα υπσχρεσύται, μετά από 
ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνσδεύει τους υπαλ¬ 
λήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα 
έργα, κατό τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επι¬ 
θεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους 
παραγωγής. 

Άρθρο 38 

Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου 

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου 
στους τόπους κατασκευής τσυς γίνεται από τεχνικσύς 
που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί 
από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία 
τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργο¬ 
ληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλο¬ 
γη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου 
έργου. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω 
από τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία 
αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικσύς 
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ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους 
ένας (1) πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου εκ¬ 
παιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) πτυχιούχος 
τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχι¬ 
στη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο 
μπορεί πάντα να αλλάζει με απόφαση του κυρίου ή 
του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέ- 
πεται στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί 
την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη 
διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλι¬ 
στικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος 
ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατά¬ 
ξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα 
για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους 
υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων μπο¬ 
ρεί να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί 
τόπου των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και 
τη φύση του εκτελούμενου έργου. 

Άρθρο 39 

Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας 

1. Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 

2. Τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται 
έναντι του κυρίου του έργου εις ολόκληρο για κάθε 
υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση ή από το 
νόμο. 

3. Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την 
κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν 
συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου 
της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των 
υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη σρίζεται υποχρεωτικά 
και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρω¬ 
τής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου, καθώς και σε 
περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρό¬ 
σωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό 
πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρα- 
κτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του μπορούν 
να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια 
συγκεκριμένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της 
κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξου¬ 
σία με την πράξη διορισμού τους. Με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της επόμενης παραγράφου ο διορισμός 
του εκπροσώπου και του αναπληρωτού και η αποδοχή 
του από αυτούς διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έργου και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων 
της κοινοπραξίας με τον κύριο του έργου. Μαζί με την 
πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τους 
από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο 
διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του 
και οι δηλώσεις αποδσχής πρέπει να είναι χωρίς αί¬ 
ρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα 
που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, στα οποία 
περιλαμβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλ¬ 
λάγματος και ο διορισμός αντικλήτου. 

4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή 
του ή και των δύο γίνεται μόνο από κοινού από όλα τα 
μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. 


Μόνο μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των 
δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους δι¬ 
οριζόμενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που 
είχαν διορισθεί πριν. 

Άρθρο 40 

Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων 

1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από 
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί 
πειθαρχική παράβαση. 

2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: 

α) Γ ια τσυς επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυ¬ 
στέρηση στην ενημέρωση του προϊσταμένου της διευ- 
θύνουσας υπηρεσίας για την εκ μέρους του αναδόχου 
παραβίαση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής ή την 
κατασκευή ελαττωματικών εργασιών ή την ενσωμάτωση 
ελαττωματικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των 
νόμιμων μέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περι¬ 
βάλλοντος. 

β) Για τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: 
η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασί¬ 
ας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδρομή των ανα¬ 
γκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης 
των επιμετρήσεων και των λογαριασμών του έργου και 
η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες 
δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συ¬ 
μπληρωματική σύμβαση, ούτε άλλως πως είναι επιτρε¬ 
πτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείμενες διατάξεις. 

γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊστα- 
μένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανα¬ 
κεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσω¬ 
ρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέ¬ 
σεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση 
του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός 
της δίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 8 του άρθρου 
62 του παρόντος. 

3. Για τις παραβάσεις των προηγούμενων παραγράφων 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που 
εκτελούν δημόσια έργα είτε επιβάλλει εις βάρος των 
υπαιτίων, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική 
ποινή του προστίμου μέχρι ποσού αντίστοιχου του μι¬ 
σθού των έξι (6) μηνών είτε τους παραπέμπει στο οικείο 
πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείμε¬ 
νες διατάξεις προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών. 

Άρθρο 41 

Σύμβουλοι 

1. Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια έργα 
προβλεπόμενου συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 
τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ είτε κατά το 
σύστημα της αντιπαροχής είτε κατά το σύστημα παρο¬ 
χής άλλων ανταλλαγμάτων είτε κατά οποιοδήποτε άλλο 
σύστημα προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία, 
επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιοσ¬ 
δήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, 
συμβούλου οργανώσεως κ.λπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπη¬ 
ρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και 
εκτέλεση των έργων αυτών. 

Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση. Ο τρόπος ανάθεσης, οι 
παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι της 
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σύμβασης και η αμοιβή καθορίζονται με απόφαση του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς δέσμευση 
από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη. Η αμοιβή του 
συμβούλου μπορεί επίσης να βαρύνει τον προϋπολογι¬ 
σμό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ή τον προϋπολο¬ 
γισμό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), κατόπιν 
αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημάσιων Έργων, μετά απά σύμφωνη γνώμη των 
διοικητικών τους συμβουλίων. 

2. Για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) του έργου ή 
μέρους αυτού και ειδικάτερα για το σχεδίασμά, μελέτη, 
έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της 
κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημάσιων Έργων, καθώς και 
για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημάσιων Έργων, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκό¬ 
ντων συμβούλου οποιοσδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, 
οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως), σε 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για 
να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για 
την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. 

Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου ΔημόσιωνΈργων της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων 
Έργων, στην οποία προσδιορίζονται οι άροι και οι προϋ¬ 
ποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχάμενες απά τον σύμβουλο 
υπηρεσίες και η σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση απά 
κάθε γενική ή ειδική διάταξη και απά τις διατάξεις για 
τις αμοιβές των μηχανικών. 

Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έρ¬ 
γου. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων 
Έργων και του κατά περίπτωση αρμάδιου υπουργού, 
μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγού¬ 
μενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή 
τμήμα έργου ή ομάδα έργων, εθνικού ή διανομαρχιακού 
ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται απά το Δη¬ 
μόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα και να ρυθμίζονται 
όλα τα σχετικά θέματα. 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 
2 που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης συμβούλου 
εφαρμόζονται μόνο για τις συμβάσεις με προεκτιμώ- 
μενη αμοιβή κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της 
Οδηγίας 2004/18 ΕΚ. 

Άρθρο 42 
Εμπειρογνώμονες 

Σε περιπτώσεις ειδικών ή μεγάλων έργων υποδομής ή 
έργων στα οποία εφαρμάζονται μη διαδεδομένες ειδικές 
μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέματα ασφά¬ 
λειας ή αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου, μπορεί, 
με απάφαση της προϊσταμένης αρχής, που λαμβάνεται 
κατάπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου 
του φορέα κατασκευής του έργου να ορίζεται ως ειδι- 
κάς εμπειρογνώμονας για την επίλυση συγκεκριμένου 
τεχνικού προβλήματος και για ολιγοήμερη απασχόληση, 
επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και φήμης και μεγάλης 
εμπειρίας σχετικής με το προς επίλυση θέμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3316/2005. 


Άρθρο 43 

Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

1. Σε περίπτωση κατασκευής σημαντικών έργων συ¬ 
γκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Η 
επιτροπή έχει συμβουλευτικά χαρακτήρα και παρακο¬ 
λουθεί την εφαρμογή της μελέτης ή την αιτιολογη¬ 
μένη αποδοχή προτεινάμενων τροποποιήσεων αυτής, 
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη 
διαμάρφωση του κάστους, την τήρηση κανάνων ασφα¬ 
λείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την 
πορεία του έργου. 

2. Ο χαρακτηρισμάς των έργων ως «σημαντικών έρ¬ 
γων» για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου γί¬ 
νεται απά τον κύριο του έργου, ο οποίος και συγκροτεί 
την επιτροπή. Στις περιπτώσεις έργων του Δημοσίου ο 
χαρακτηρισμάς του έργου σαν σημαντικού και η ταυτά- 
χρονη σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται 
από τον Νομάρχη για τα έργα νομαρχιακού επιπέδου 
και απά τον αρμάδιο Υπουργά για τα άλλα έργα. Για τα 
έργα των άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ο χαρα¬ 
κτηρισμός και η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής 
γίνεται από το αρμόδιο όργανο του κυρίου του έργου. Η 
προβλεπόμενη από το νόμο δυνατότητα του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων να 
χαρακτηρίσει το έργο σαν σημαντικά και να συστήσει 
και συγκροτήσει τις σχετικές επιτροπές, έχει εφαρμογή 
και στις περιπτώσεις έργων νομαρχιακού επιπέδου για 
άλους τους φορείς του δημάσιου τομέα. 

3. Η επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε 
συγκεκριμένο έργο ή ομάδα έργων, ακόμη και από το 
στάδιο της μελέτης για την άσκηση αναλάγων καθη- 
κάντων κατά το στάδιο αυτά. 

4. Η επιτροπή αποτελείται απά άργανα της υπηρε¬ 
σίας και από εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν 
τα έργα ή και τυχόν άλλων κοινωνικών φορέων. Με 
την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της 
επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τα μέλη 
που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από πέντε (5) όταν 
πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου και επτά (7) 
για τα άλλα έργα. 

5. Με μέριμνα του Προέδρου η επιτροπή ορίζει ένα 
μέλος της, ως σύνδεσμο με τον φορέα κατασκευής. Ο 
σύνδεσμος ανακοινώνεται στον φορέα κατασκευής του 
έργου, που του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
ενημέρωση της επιτροπής στα θέματα αρμοδιότητάς 
της όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις 
του νάμου. Η επιτροπή μπορεί πάντα να προβαίνει στην 
αντικατάσταση του συνδέσμου. 

6. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της επιτρο¬ 
πής δεν ακολουθούν ορισμένο τύπο. Κάθε φορά που 
η επιτροπή ή ορισμένα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο 
και τουλάχιστον στο τέλος του κάθε ημερολογιακού 
τριμήνου, συντάσσονται εκθέσεις που περιλαμβάνουν 
τα συμπεράσματα των συζητήσεων και τη γνώμη της 
επιτροπής στα θέματα της αρμοδιάτητάς της. Σε πε¬ 
ρίπτωση που διαμορφώνονται περισσάτερες απά μία 
γνώμες, καταχω-ρούνται άλες οι γνώμες στην έκθεση, 
με αναφορά των μελών που τάσσονται με την κάθε 
γνώμη. Η καταχώρηση γίνεται με πρώτη τη γνώμη που 
συγκεντρώνει την υποστήριξη των περισσάτερων μελών 
και ακολουθούν στη σειρά με την ίδια βάση οι υπάλοιπες 
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γνώμες. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο 
και το σύνδεσμο, κοινοποιούνται στον κύριο του έρ¬ 
γου και τον φορέα κατασκευής (διευθύνουσα υπηρεσία 
- προϊσταμένη αρχή) και ανακοινώνονται στη Γ.Γ.Δ.Ε.. 
Όταν η επιτροπή έχει συ-γκροτηθεί για ομάδα έργων, 
οι εκθέσεις μπορεί να συντάσσονται και χωριστά για 
καθένα έργο. Στον ανάδοχο μπορεί να κοινοποιούνται, 
αν το ζητήσει, τα μέρη των εκθέσεων που τυχόν περι¬ 
λαμβάνουν κρίσεις γί αυτόν. 

7. Η διευθύνουσα υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά 
στον πρόεδρο της επιτροπής τη σύμβαση, τις σχετικές 
αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης, εκπτώσεων ή 
διαλύσεων εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτω- 
σης του έργου και τις αποφάσεις συγκρότησης των επι¬ 
τροπών παραλαβής. Αν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί από 
το στάδιο εκπόνησης της μελέτης, ανακοινώνονται επίσης 
οι αποφάσεις επιλογής μελετητών, έγκρισης σταδίων ή 
φάσεων μελέτης και τελικών εγκρίσεων της μελέτης. 

Η επιτροπή ενεργεί και λειτουργεί σύμφωνα με όσα 
ορίζονται με προεδρικό διάταγμα. 

Άρθρο 44 

Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση 

1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον 
ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνονται με όργανο της 
υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με 
δικαστικό επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται 
σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλο¬ 
γα οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία 
τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξού¬ 
σιους. 

2. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμ¬ 
ματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών 
εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος 
νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πι¬ 
νάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των πιστοποιή¬ 
σεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης 
κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος μπορεί να αντι- 
προσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή 
άλλο τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα. 

Ο ανωτέρω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά 
και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. 

Άρθρο 45 

Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή - 
Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη 

1. Όταν η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδι¬ 
ωτικό μελετητικό γραφείο, η διευθύνουσα υπηρεσία 
ειδοποιεί εγγράφως τον μελετητή για την έναρξη κα¬ 
τασκευής του έργου που έχει μελετήσει και για κάθε 
τροποποίηση της μελέτης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 2. 

Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται για έργα προϋπολο¬ 
γισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο προϋπολο¬ 
γισμού έργων, που μπορούν να αναλαμβάνουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις της Α2 τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί το ποσό αυτό να 
αναπροσαρμόζεται και να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη 
τάξη. Για έργα μικρότερου προϋπολογισμού, όπως αυτός 
κάθε φορά ισχύει, μπορούν να εφαρμόζονται οι ανωτέρω 


διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη 
και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με 
όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων. 

2. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης με¬ 
λέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη 
διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών 
της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες 
περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊ- 
σταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη 
του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. Αν η 
τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις 
της μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύ¬ 
νη του, τροποποιεί τη μελέτη κατά την παράγραφο 
4 του άρθρου 31 του ν. 3316/ 2005, εφόσον δεν έχουν 
παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ανάδοχος 
του έργου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα 
νόμιμα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέμα στο Τεχνικό 
Συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε 
στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να 
έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυπώνει 
εγγράφως σε εύλογη προθεσμία τη γνώμη του. 

Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο καλούνται προς 
ακρόαση ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος του έργου 
ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας 
που ενέκρινε την αρχική μελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν 
γραπτό υπόμνημα. Η προϊσταμένη αρχή εκδίδει την 
απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης 
της μελέτης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου και 
η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης 
των μητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή 
των εργασιών της τροποποιητικής μελέτης. Αν η ανάγκη 
τροποποίησης της μελέτης αποδίδεται σε σφάλματα ή 
ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του 
κυρίου του έργου κατά του μελετητή, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 
του άρθρου 31 του ν. 3316/2005. Ό μελετητής της αρχι¬ 
κής μελέτης μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά 
της απόφασης περί τροποποίησης της μελέτης, αν αυτή 
αποδίδεται σε σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης. 
Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος 
του μελετητή οικονομικές συνέπειες και την έναρξη της 
πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όμως την εφαρμογή της 
τροποποιημένης μελέτης. 

Η απόφαση κοινοποιείται στα αρμόδια για την κίνηση 
της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του μελετητή και των 
υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίη¬ 
σης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της μελέτης. 

3. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από 
την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005 για 
την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του 
μελετητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
4 του αυτού άρθρου 31. 

4. Γ ια την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον 
αρτιότερο σχεδίασμά, την καλύτερη διοίκηση και επί¬ 
βλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρε- 
ούνται ο μελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου 
και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν τη μελέτη, 
την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού 
συμβούλου αντίστοιχα. 
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Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων και Ανάπτυξης, ορίζονται η έναρξη εφαρ¬ 
μογής της παραγράφου αυτής, οι μελέτες, τα έργα και 
οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση ασφάλισης και ρυθμίζονται τα σχετικά 
θέματα εφαρμογής της διάταξης αυτής και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και ΔημάσιωνΈργων και Ανάπτυξης καθορίζο¬ 
νται, ειδικά, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, 
οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές από 
τις ασφαλιστικές καλύψεις. 

Άρθρα 46 

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

1. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προ¬ 
θεσμία για την περάτωσή ταυ στο σύνολο και κατά 
τμήματα. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπσγραψή της σύμβασης, σ ανάδοχος με βάση 
την σλική και τις τμηματικές πρσθεσμίες, συντάσσει 
και υποβάλλει στη διευθύνσυσα υπηρεσία το χρονοδι¬ 
άγραμμα κατασκευής του έργου. 

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιή¬ 
σει τις πρστάσεις του αναδάχου σχετικά με τη σειρά 
και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα με 
τις δυνατάτητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, 
μέσα στα άρια των συμβατικών πρσθεσμιών. Το εγκε¬ 
κριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικά στοιχείο 
του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω 
προθεσμία, ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζη¬ 
τήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις 
ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμ¬ 
μα θεωρείται άτι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του 
χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι 
προθεσμίες, τσ αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργα¬ 
σιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους 
του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 
τριάντα (30) ημερών απά την υπσγραψή της σύμβασης. 
Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιάτητα 
του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών 
και παρεπάμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του 
φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμ¬ 
φωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις ταυ άρθρου 
40 του παράντος. 

3. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το ανα¬ 
λυτικά πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδι¬ 
άγραμμα αναλύει ανά μονάδα χράνου και πάντως ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται 
να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με 
τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την 
πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία 
ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διά¬ 
γραμμα και σχετική έκθεση. Σε σημαντικά έργα μπορεί 
να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με 
τη μέθσδσ της δικτυωτής ανάλυσης. 

4. Ο ανάδσχος κατασκευής του έργου υποχρεούται 
επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανάγραμμα 
του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράψονται λεπτομε¬ 
ρώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχα¬ 


νημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη 
για την εκτέλεση του έργου. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμάζο- 
νται σε συμβάσεις έργων πσυ στις δημσπρασίες τσυς 
καλούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρ¬ 
χιακά μητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η διευθύνουσα 
υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των 
εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο πρώτος πίνα¬ 
κας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 47 

Ημερολόγιο του έργου 

1. Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τη¬ 
ρείται ημερολόγιο σε βιβλισδετημένα διπλότυπα αριθ- 
μημένα φύλλα. Τσ ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημε¬ 
ρινά και αναγράφσνται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό 
στσιχεία για τις καιρικές συνθήκες πσυ επικρατούν, 
αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικά 
κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα 
προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες, τις 
εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις 
των οργάνων επίβλεψης, τυχάν έκτακτα περιστατικά και 
κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό 
στοιχείο. 

2. Το ημερολόγιο υπογράφεται απά εντεταλμένο 
άργανο της επίβλεψης και τον εκπράσωπο του ανα¬ 
δάχου. Το ένα αποκοπτόμενο ψύλλο περιέρχεται στη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Οι εγγραφές στα ημερολόγιο 
αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές 
συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενσυ πρσσωπικού 
και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικάνας 
προόδου του έργου. 

3. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει 
την εγγραφή στο ημερολάγιο συμπληρωματικών πλη¬ 
ροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο 
συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει απά τσν ανάδοχο την 
τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώ¬ 
σεις μικρών έργων μπορεί η διευθύνουσα υπηρεσία να 
ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτι¬ 
κότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο 
χρονικά διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολσγίου. 

Άρθρο 48 
Προθεσμίες 

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την 
περάτωσή του συνόλου του έργου (συνολική προθε¬ 
σμία), περιλαμβάνει και προθεσμίες για την ολοκλήρωση 
συγκεκριμένων τμημάτων αυτσύ (τμηματικές προθεσμί¬ 
ες). Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη 
φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή 
χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, μπορεί η 
σύμβαση να μην προβλέπει τμηματικές προθεσμίες. 

2. Όλες σι πρσθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρ¬ 
χίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη σρίζεται διαψσρετικά. 

3. Μέσα στη συνσλική προθεσμία πρέπει να έχουν 
τελειώσει άλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και 
να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από τη 
σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις 
τμηματικές προθεσμίες. 
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4. Τμηματικές προθεσμίες ορίζονται από τη σύμβαση: 

α. Για παράδοση τμημάτων του έργου που η έγκαι¬ 
ρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον 
κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή τμημάτων 
του έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, 
η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση 
ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός 
της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμέ¬ 
νη σύμβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του 
έργου από καιρικές συνθήκες (αποκλειστικές τμηματικές 
προθεσμίες). 

β. Ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προάδου του 
έργου (ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες). 

5. Όλες οι καθοριζάμενες τμηματικές προθεσμίες θε¬ 
ωρούνται ως ενδεικτικές, εκτάς αν ρητώς ορίζονται από 
τη σύμβαση ως αποκλειστικές. 

6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη 
και για την περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης 
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες ανά έναν (1) ή το 
πολύ δύο (2) μήνες ανάλογα με το μέγεθος του έργου 
και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω υποχρεωτικές 
ενδεικτικές προθεσμίες τίθενται για το διάστημα απά 
την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας του ενάς 
τετάρτου (1/4) της αρχικής συμβατικής προθεσμίας πε- 
ραίωσης. Το χρονικά αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι 
μικράτερο από έξι (6) μήνες. 

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την 
κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προ¬ 
θεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) 
αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών 
(οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται 
με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχάν 
παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα απά σχετικό αίτημα 
ταυ αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική πρσθεσμία 
και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 

8. Παράταση της συνσλικής ή των τμηματικών προ¬ 
θεσμιών εγκρίνεταί: 

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του 
συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου 
τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού 
συμβατικού αντικειμένου. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για τσ σύνολο ή μέρος 
των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνε- 
ται σκάπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν 
η καθυστέρηση του συνάλου ή μέρους των υπολειπά- 
μενων εργασιών σφείλεται σε απσκλειστική υπαιτιότη¬ 
τα ταυ αναδόχσυ. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης 
προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για τσ σύνολο των 
υπολειπόμενων εργασιών τσυ έργου ή μιας τμηματι¬ 
κής προθεσμίας τσυ, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές 
ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης 
αυτής. 

9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής 
ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδι¬ 
ορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση τσυ 
χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος 
των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της 
περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των 
πσινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται 
απά την πρσϊσταμένη αρχή, ύστερα απά αίτηση τσυ 
αναδάχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αί¬ 


τηση του αναδάχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή 
προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευ- 
θύνουσα υπηρεσία πσυ διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη 
της προς την προϊσταμένη αρχή. Όταν πρόκειται για 
παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενσς της δι- 
ευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον ανά- 
δοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, σε 
εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούμε¬ 
νη αναθεωρητική περίοδο και στις λσιπές εργασίες. Οι 
πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, 
μέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθσύν. 
Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και σ ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά 
τσυ πίνακα διαχωρισμού, μόνο αν τον υπογράψει με 
επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδάχου να 
συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, 
εφαρμάζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 8 του 
άρθρου 57 του παρόντος. 

Άρθρο 49 

Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργσυ 

1. Με τη σύμβαση σρίζσνται οι ποινικές ρήτρες οι 
οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν 
ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική 
και τις τυχάν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατα¬ 
σκευής του έργου. Όι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με 
αιτιολογημένη απάφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και παρακρατούνται απά τον αμέσως επόμενσ λσγαρι- 
ασμά του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών 
για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών 
τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Όι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών 
προθεσμιών ανακα-λούνται υποχρεωτικά, αν το έργο 
περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκε¬ 
κριμένες παρατάσεις της. 

2. Η πσινική ρήτρα πσυ επιβάλλεται στον ανάδοχο για 
κάθε ημέρα υπέρβασης της συνσλικής προθεσμίας ορί¬ 
ζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσι¬ 
ας αξίας τσυ έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών 
ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης 
από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για 
τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τσις εκα¬ 
τό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατά 
(20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολι¬ 
κού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό 
των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την 
αναθεώρηση και τσ Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 
πρσς τη συνολική προθεσμία του έργου. 

Όι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρ¬ 
βαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνσλικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του 
συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Εφόσσν στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμί¬ 
ες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστά των πσινικών 
ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός 
χρόνος για την επιβολή τους. Τ ο συνολικό ποσό της ποι¬ 
νικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών 
δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό 
(3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

3. Όταν σ χρόνσς αποπεράτωσης ενάς έργου έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφάσον 
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προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με 
τη σύμβαση να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για 
την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με 
ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινι¬ 
κής ρήτρας, διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της 
ποινικής ρήτρας. 

Άρθρο 50 

Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης 
καταβολής (πριμ) 

1. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την 
κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, 
στην περίπτωση που ευθύνεται γί αυτές ο ανάδοχος, 
μπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει 
τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες 
εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέ¬ 
τρα, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση. Οι διατάξεις 
της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα έργα 
που κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρημα¬ 
τοδότηση. 

2. Εφόσον η ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική 
προθεσμία, εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού, έχει 
ιδιαίτερη σημασία και, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης του 
έργου ή στην απόφαση απευθείας ανάθεσης ή στην 
πρόσκληση διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού 
προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατα¬ 
βάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ). 

Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό του 
αρχικού συμβατικού αντικειμένου και το συνολικό ύψος 
της δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου και μπορεί 
να προβλέπεται η κατανομή των σχετικών ποσών, κατά 
χρονική μονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του 
κρίσιμου τμήματος, όπως και κάθε θέμα που σχετίζεται 
με την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγ¬ 
ματοποίηση της πρόσθετης καταβολής. 

Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό 
εργολαβικό αντάλλαγμα και περιλαμβάνεται στις σχε¬ 
τικές πιστοποιήσεις του έργου. 

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται πρόσθετη κατα¬ 
βολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, οι αποφάσεις 
για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν πάντοτε κάθε 
θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή 
και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, 
για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος. 

Άρθρο 51 
Προκαταβολές 

1. Άν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον 
ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) του ολικού ποσού της σύμβασης. Η χορήγηση 
οποιοσδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκα¬ 
τάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του 
έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με 
τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο των εντό¬ 
κων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκει¬ 
ας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και 
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων. 


2. Η προκαταβολή που προβλέπεται από τη διακήρυξη 
καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή του 
στο σύνολο ή τμηματικά. 

3. Η διακήρυξη μπορεί να προβλέπει προκαταβολές: 

α) Μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συμβατι¬ 
κού αντικειμένου, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, 
μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. Η προκα¬ 
ταβολή αυτή μπορεί να οριστεί μέχρι δέκα τοις εκατό 
(10%) στις περιπτώσεις έργων με σημαντικές μελέτες 
ή σημαντικές εγκαταστάσεις, προσκομίσεις μηχανικού 
εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μεγάλων 
αρχικών δαπανών. 

β) Μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του αρχικού συμβα¬ 
τικού αντικειμένου, για δαπάνες προμηθειών υλικών ή 
μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται 
στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των προβλε- 
πόμενων προκαταβολών δεν μπορεί να είναι ανώτερο 
του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αρχικού συμβατικού 
χρηματικού αντικειμένου. 

4. Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει 
από τον ανάδοχο να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που 
να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής, αυξημένο με 
τους τόκους της υπολογισμένους για χρονικό διάστημα 
ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας του έργου και 
με επιτόκιο αυτό που ορίζεται σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 1. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται τμημα¬ 
τικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. 

5. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά 
με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο, 
μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής 
εκατοστιαίου ποσοστού (Π%), που εφαρμόζεται στο 
ποσό της πληρωμής και προκύπτει από τη σχέση: 

Π = ρ/Σχ 100x1,10 

όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ 
και Σ, πάλι σε ευρώ, το μέρος του συμβατικού ποσού 
που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη 
χορήγηση της προκαταβολής. Άν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, 
ρ3 κ.λπ. χορηγηθούν ως τμηματική παροχή της προκα¬ 
ταβολής, τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει 
από τη σχέση: 

Π = 100 X 1,10 X (ρΙ/ΣΙ Η- ρ2/Σ2 -I- ρ3/Σ3 + ...) 

όπου ΣΙ, Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα με το Σ ποσά 
όταν χορηγήθηκαν τμηματικά οι προκαταβολές ρ1, ρ2, 
ρ3 κ.λπ.. 

6. Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβε¬ 
ση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των 
δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο 
μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού 
για ακέραιο αριθμό μηνών. Κλάσμα μήνα θεωρείται ως 
ακέραιος μήνας. 

7. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί 
για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 
το έργο. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 ο ανά¬ 
δοχος υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος 
κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που 
έχει πραγματοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και 
το υπόλοιπό της με ένδειξη του τραπεζικού λογαρια¬ 
σμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο. 

8. Η προκαταβολή της περίπτωσης β' της παραγράφου 
3 κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσμευμένο τραπεζικό 
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λογαριασμό και χρησιμοποιείται μόνο για την πληρω¬ 
μή της προμήθειας των υλικών ή μηχανημάτων, για τα 
οποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία έχουν κατατεθεί 
πριν από τη χορήγησή της σχετικά πρστιμολόγια. Οι 
πληρωμές από το δεσμευμένο αυτόν λογαριασμό γίνο¬ 
νται με επιταγές του αναδόχου, θεωρημένες από τη δι- 
ευθύνουσα υπηρεσία. Η θεώρηση των επιταγών γίνεται 
με βάση τα προσκσμιζόμενα σριστικά τιμολόγια ή άλλα 
έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτι¬ 
κές, εκκαθαρίσεις δασμών κ.λπ.) ή για την επιστροφή της 
προκαταβολής ή μέρους της που δεν χρησιμοποιήθηκε. 
Η σύμβαση μπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προ¬ 
καταβολής αυτής και άλλους συμπληρωματικούς όρους 
για την παρακολούθηση της διάθεσης των υλικών και 
μηχανημάτων που αγοράστηκαν με αυτή. 

9. Ο ανάδσχσς μπσρεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη 
απόσβεση της πρσκαταβολής, από αυτή που προβλέ- 
πεται στην παράγραφσ 5. 

10. Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιάτητα του ανα¬ 
δόχου, το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 
πρέπει να επιστραφεί, το αργότερο σε τρεις (3) μήνες 
από τη διάλυση της σύμβασης. Μετά την προθεσμία αυτή 
στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο 
νόμιμος τόκος υπερημερίας, αντί του ειδικού τόκου που 
ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφσ 1. Αν η σύμβαση 
διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιάτητα του εργοδότη, 
το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, που 
δεν συμψηφίζεται πρσς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τσυ 
αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται, 
μέσα σε έξι (6) μήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των 
λοιπών εργασιών στην περίπτωση περισρισμού του έρ¬ 
γου. Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα δεν υπσλογίζεται 
τόκος στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, μετά 
την παρέλευσή του όμως, οφείλεται και στην περίπτωση 
αυτή ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. 

Άρθρο 52 
Επιμετρήσεις 

1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής τσυ έργου λαμ- 
βάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση 
των πσσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Οι επι¬ 
μετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του 
αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. 
Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από 
τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, 
καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλσύν, που 
υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από 
ένα αντίγραφο. 

2. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμε¬ 
τρήσεις κατά διακριτά μέρη τσυ έργου για τις εργασίες 
που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση 
περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή 
της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολο¬ 
γίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας 
νέων εργασιών, που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γί 
αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα, με βάση 
τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή 
των πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου. Οι επιμε¬ 
τρήσεις, συνοδευόμενες απά τα αναγκαία επιμετρητικά 
σχέδια, υποβάλλσνται από τσν ανάδσχσ στη διευθύνου- 
σα υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν 
με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 
Η διευθύνουσα υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα 


επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση 
των υπσλογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοι- 
νοπσιεί στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται 
πράξη της διευθύνσυσας υπηρεσίας κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος και ο 
ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να 
ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. 

3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους 
επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική μορφή του 
έργου, όπως εργασίες πσυ πρόκειται να επικαλυφθσύν 
από άλλες και δεν θα είναι τελικά εμφανείς, πσσότητες 
που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να 
προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να 
συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή 
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Η διευθύνουσα υπη¬ 
ρεσία μπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις να ορίσει επιτρο¬ 
πή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των 
πιο πάνω πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μπσρεί επίσης και η προϊσταμένη αρχή να παραγγείλει 
τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών. 

4. Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατα¬ 
σκευάζεται τσ έργα, γίνεται από δύο ή περισσότερους 
τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύ- 
νουσα υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής αυτής ανα¬ 
κοινώνεται στην πρσϊσταμένη αρχή, η οπαία μπσρεί να 
ορίσει και άλλσν υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο 
της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπσρεί σε κάθε 
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και 
χαρακτηρισμό εδαφών. Σε περίπτωση πσυ δεν επαρκεί 
τσ τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να 
ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που 
ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός 
εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με από¬ 
φαση της προϊσταμένης αρχής. 

5. Δύσ (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη πε- 
ράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους 
επιμετρήσεις πσυ λείπσυν και την «τελική επιμέτρηση», 
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει 
τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και 
των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν 
ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες 
τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ 
αυτών ενστάσεις του αναδάχου ή αιτήσεις θεραπείας. 
Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν απο¬ 
τελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή 
ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το 
δικαίωμα σε αυτόν να υπσβάλει νέες. Για τις επί μέρσυς 
επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την 
υπηρεσία ή γί αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη 
φορά μαζί με την τελική επιμέτρηση, καταχωρούνται οι 
ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από 
τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η 
τελική επιμέτρηση υπογράφεται απά τον ανάδοχο με 
την ένδειξη «άπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η 
διευθύνουσα υπηρεσία έχει υπσχρέωση να προβεί στον 
έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύσ (2) μήνες 
από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο 
την ελεγμένη και τυχάν διορθωμένη επιμέτρηση. Τσ 
τελευταίσ εδάφισ της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή 
για την τελική επιμέτρηση. 
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6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από 
τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση επιβάλλεται σε βά¬ 
ρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, 
ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) 
επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον 
ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική 
ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπη¬ 
ρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και 
μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική 
επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί 
να χρησιμοποιήσει γί αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συ¬ 
νεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος 
του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται 
με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

7. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί 
να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του, που σχετίζε¬ 
ται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν 
έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία. 
Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, μόνο για 
οψιγενείς αιτίες μπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές 
απαιτήσεις. 

8. Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πλη¬ 
ρωμή με κατ’ αποκοπή τίμημα, τελική επιμέτρηση είναι 
η επιβεβαίωση κατασκευής των επί μέρους εργασιών 
ποιοτικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύμ¬ 
βαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πλη¬ 
ρωμών εφαρμόζονται επί μέρους ποσοστά εκτέλεσης 
εργασιών κατά τμήματα του έργου, όπως ορίζεται στη 
σύμβαση. 

Άρθρο 53 

Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις 

1. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλ¬ 
λάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις 
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράμματος εργασιών. 

Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα 
από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος 
του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή 
των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προ- 
βλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του προη¬ 
γούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση 
προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο 
για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου. 

2. Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρω¬ 
μών όσο και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού 
ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των 
αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, 
γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποι¬ 
ήσεις. 

3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου 
που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πληρω¬ 
μές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμε- 
νων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν. 
Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις 
των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών 
εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνο¬ 
νται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν κατα¬ 
μετρηθεί. Για τμήματα του έργου που, κατά την κρίση 
του επιβλέποντα μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσι- 
μα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται 


στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρή¬ 
σεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά 
στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται μόνο για 
τον πρώτο μήνα, μετά την εκτέλεση της εργασίας. 

4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημι¬ 
τελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο λογαριασμό 
με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια 
που, τυχόν διακοπή του έργου, δε θα κατέστρεφε την 
ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε 
χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται 
με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η 
αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο 
της προβλεπόμενης τιμής. 

5. Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, 
τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρε¬ 
σίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν 
και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου 
προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται 
χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει 
το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι 
θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβα¬ 
νόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο ανάδοχος έχει 
ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωσή τους και 
την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται 
σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές που δεν 
μπορεί να είναι ανώτερες των τιμών πρακτικού της Επι¬ 
τροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) 
του χρόνου της δημοπρασίας και που βρίσκονται σε συ¬ 
νάρτηση προς την αντίστοιχη συμβατική τιμή, ώστε το 
υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση 
της εργασίας, στην οποία θα ενσωματωθούν τα υλικά. 
Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόμενης 
παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά. 

6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η 
αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που 
έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που 
εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη 
εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. 
Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό 
γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της πα¬ 
ραγράφου 7 του άρθρου 17 του παρόντος, αν αυτό δεν 
περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές, και το σύνολο 
μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασί¬ 
ας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασμούς 
αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του 
εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών 
των άρθρων 60 και 73 του παρόντος, συμπληρωματική 
κράτηση εγγύησης, αν γί αυτή δεν έχουν κατατεθεί 
εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, 
απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν 
χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βά¬ 
ρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε 
απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με 
άλλον τρόπο. 

7. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφα¬ 
λαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο από 
ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά 
στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνο¬ 
πτικό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και 
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από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή 
επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαι¬ 
τήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό 
αφαιρσύνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προη¬ 
γούμενους λογαριασμούς. 

8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα 
υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι 
ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που 
έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό 
που να είναι δυσχερής η διόρθωσή τσυ, η διευθύνουσα 
υπηρεσία, με διαταγή της προς τον ανάδοχο, επιση¬ 
μαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν 
από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και 
επανυπσβσλή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη 
μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού 
αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανα¬ 
σύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαρια¬ 
σμού μπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, 
στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επι- 
βλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι 
ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις 
και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με 
τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι 
έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές 
ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και 
την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον 
έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και 
έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την 
πληρωμή του αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασμού 
από τη διευθύνουσα υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς 
την υπογραφή του επιβλέποντα. 

9. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου 
από την υποβολή του. Οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη 
όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος 
υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος μπορεί 
να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευ- 
θύνσυσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. 

10. Για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής τσυ 
έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλμάτων προ¬ 
πληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή 
άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη. 

11. Επιτρέπεται η εκ μέρσυς του αναδόχου του έργου 
εκχώρηση χρηματικής απαίτησης, για την σποία έχει 
συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εκ της κατασκευής 
έργσυ, σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσω¬ 
πα δημσσίσυ δικαίου ή προμηθευτές υλικών και μηχα¬ 
νημάτων για την εκτέλεση του έργου εκ του οποίου 
προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους που 
χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την κατα¬ 
σκευή τσυ. 

Για την κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού 
ανταλλάγματος, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 
Κατ’ εξαίρεση κατά της απαιτήσεως τσυ εργσλαβικσύ 
ανταλλάγματος, μπορεί πάντα να συμψηφίζονται εκ¬ 
καθαρισμένες απαιτήσεις του κυρίου του έργου κατά 
του αναδόχου, προερχόμενες από την εκτέλεση άλλων 
έργων και μέχρι πσσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από 
κάθε πιστοπσίηση του εκτελούμενου έργου. Με κοινή 
απόφαση των Υπσυργών Οικονσμίας και Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 
μπσρεί να σρισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκ¬ 


χώρησης από μέρους του αναδόχου απαίτησης από 
εγκεκριμένη πιστοποίηση ή μέρους της προς τον κύριο 
του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε Οφειλής 
του προς αυτόν. 

12. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις 
πιστσπσιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι 
του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται 
μετά την οριστική παραλαβή. 

13. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο 
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαρι¬ 
ασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο 
σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανά¬ 
δοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». 
Γ ια τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελι¬ 
κό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού 
ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων 
που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρσ 54 
Αναθεώρηση τιμών 

1. Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου 
αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ημερολο¬ 
γιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση 
τα στσιχεία και δεδομένα της εικοστής ημέρας τσυ 
πρώτου μήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια 
της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρημένες 
συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές. 

2. Η αναθεώρηση υπσλογίζεται για τις εργασίες που 
πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στα προβλεπόμενο 
από το άρθρο 46 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για 
οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική 
περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το 
χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της 
αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική 
περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για 
τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλε- 
πόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περί¬ 
οδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τσ χρόνο 
της πραγματικής εκτέλεσής τους. Γ ια τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής 
πρσθεσμίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους 
συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεω¬ 
ρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατα¬ 
σκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση σφείλεται 
σε υπαιτιότητα τσυ αναδόχσυ. Στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρεπόμενες χρημα¬ 
τικές κυρώσεις, που προβλέπονται στις παραγράφους 3 
και 4 του άρθρου 82, καθώς και οι προβλεπόμενες από 
το άρθρο 49 του παρόντος. 

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου 
κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή των 
τμηματικών προθεσμιών των συμβάσεων των δημόσιων 
έργων εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο 
για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος 
για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύ¬ 
λια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν 
επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της ανα¬ 
θεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης σρίζεται το 
ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στα οπαίο: 
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α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύμβα¬ 
ση, πσυ καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία ή 
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκει¬ 
ται για σύμβαση πσυ καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία, 
και υπό τσν όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν 
ορίζει άλλο χρόνο. 

Οι τιμές της σύμβασης παραμένσυν σταθερές για τις 
εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν 
μέσα στα τρίμηνα που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και 
στα αμέσως επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ’ εξαί¬ 
ρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο 
ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για 
έργα οποιασδήποτε κατηγσρίας συνολικσύ αρχικσύ 
προϋπσλσγισμσύ δημοπρατσύμενου ή ανατιθέμενου 
έργου, χωρίς αναθεώρηση, μέχρι τσ ανώτερο όριο της 
δεύτερης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων , όπως 
ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφσ 1 ταυ άρθρσυ 
102 του παρόντος. 

5. Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθε¬ 
ωρητική περίσδο υπολσγίζεται με βάση τον τύπο: 


ΔΤν = Τ 


^ Αη 
V Αο 


1%(ΐ-5 ) 


όπου είναι: 

Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης, 

ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη 
αναθεωρητική περίσδα ν, 

Αο: τιμή που προκύπτει αφού συμπληρωθεί με βασικές 
τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την τιμή 
Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με 
τα βάρη τσυς, όπως πρασδισρίζσνται από τη σύμβαση 
σύμφωνα με την παράγραφα 7, 

Αν: τιμή που προκύπτει όπως παραπάνω με τις βασικές 
τιμές της αναθεωρητικής περιόδου ν, 
σ: σταθερός συντελεστής πσυ αντιπροσωπεύει το μη 
αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημόσιωνΈργων μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κα¬ 
τηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό 
των αναθεωρητικών περιόδων, που μεσολαβούν μεταξύ 
του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά 
αναθεωρητικής περιόδου. 

6. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθε¬ 
ώρησης της παραγράφου 5 ορίζεται από τη σχέση: 

σ=σ, Η-Ο,ΟΙν, 

όπου σ, είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για 
όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για καθεμία από 
τις κατηγορίες των δημόσιων έργων και ανέρχεται σε 
σ,=0,12 για όλες τις κατηγσρίες έργων και 
«V» είναι ακέραισς αριθμός ίσος με τη μονάδα για 
την πρώτη αναθεωρητική περίοδο που υπολογίζεται 
αναθεώρηση για τη συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση 
εργολαβία και που αυξάνεται κατά μία μονάδα για κα¬ 
θεμιά από τις επόμενες αναθεωρητικές περιόδαυς της 
συγκεκριμένης εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει όταν 
το «σ» γίνει 0,20. Ο συντελεστής σ, μπσρεί να αναπρσ- 
σαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων. 


7. Η αναθεώρηση της τιμής κάθε συμβατικσύ κσνδυλί- 
συ γίνεται με βάση τα αντίσταιχα άρθρα εγκεκριμένων 
αναλύσεων τιμών που ορίζονται με τα συμβατικά τεύ¬ 
χη. Όταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται 
με άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις 
κατ’ απσκοπή τιμών ή σύνθετων τιμών τα συμβατικά 
τεύχη ή τα πρωτόκσλλα νέων τιμών καθαρίζουν για την 
αναθεώρησή τους παρεμφερή άρθρα εγκεκριμένων ανα¬ 
λύσεων ή σμάδα τέτοιων κονδυλίων με τα αντίστοιχα 
βάρη καθενός άρθρου. 

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται 
στις συμβάσεις με εργσλαβικό αντάλλαγμα άλλα εκτός 
από χρηματική καταβσλή και στις απσλσγιστικές ερ¬ 
γασίες. 

Στις συμβάσεις, πσυ καταρτίζσνται με τον τρόπο που 
προβλέπουν οι περιπτώσεις γ' και δ' του άρθρου 4 του 
παρόντος ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο 
νόμισμα, καθορίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρησης και 
προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της, ο οποίος 
μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα 
τρόπο αναθεώρησης. 

9. Τα περιλαμβανόμενα στις πιστσπσιήσεις υλικά θε¬ 
ωρούνται ως μερική εκτέλεση των εργασιών, για τις 
οποίες προορίζονται και η αναθεώρηση της πιστοποιού¬ 
μενης αξίας τους γίνεται, όταν πισταποιούνται, με τους 
συντελεστές των κσνδυλίων στα οποία προβλέπεται 
να χρησιμοποιηθούν. Όταν εκτελεσθούν οι εργασίες, η 
αναθεώρηση υπολογίζεται μόνο στο υπόλοιπο μέρος 
της αξίας τους, ύστερα από αφαίρεση της αξίας των 
υλικών πσυ είχαν πιστοπσιηθεί σε προηγούμενη ανα¬ 
θεωρητική περίαδο. 

10. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανά¬ 
λογα και στις εργασίες πσυ μένουν ημιτελείς σε μια 
αναθεωρητική περίοδσ. 

11. Η αξία των υλικών πσυ χορηγούνται από τον φορέα 
κατασκευής τσυ έργσυ δεν υπόκειται σε καμιά αναθεώ¬ 
ρηση. Για την αναθεώρηση των τιμών των εργασιών που 
ορίζονται στη σύμβαση χωρίς την αξία των υλικών τα 
αντίσταιχα πασά Αν και Αο που περιέχονται στον τύπο 
του παρόντος άρθρου υπολογίζονται αφού η σχετική 
ανάλυση συμπληρωθεί με μηδενική την αξία του υλικού. 
Αν οι τιμές περιλαμβάνουν την αξία των υλικών, τότε 
εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής και στην εκπιπτόμενη 
αξία του υλικού, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση 
άλλος τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης στην 
εκπιπτόμενη αξία τσυ υλικού. 

12. Στις περιπτώσεις πσυ στη σύμβαση προβλέπεται 
η πραμήθεια εξοπλισμού ή σημαντικής αξίας μηχανη¬ 
μάτων για τη λειτσυργία ή εγκατάσταση στο έργο και 
προσδιορίζεται χωριστά το αντάλλαγμα για την προ¬ 
μήθεια, μπορεί για το αντάλλαγμα αυτό να οριστεί με 
τη σύμβαση άλλσς τρόπος αναθεώρησης. 

13. Η αναθεώρηση δεν εφαρμόζεται στα ποσά απο¬ 
ζημιώσεων που αναγνωρίζονται διοικητικά ή δικαστικά, 
εκτός αν τα πασά αυτά είναι συνάρτηση τιμών για τις 
οποίες προβλέπεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ανα¬ 
θεώρηση, σύμφωνα με ό,τι πρσκύπτει από τη σχετική 
δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη. 

14. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις τσυ έργσυ. 

15. Πέρα από την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρ¬ 
θρου αυτού αναθεώρηση τιμών αποκλείεται η αναπρο¬ 
σαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η διάλυση 
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των συμβάσεων δημόσιων έργων, κατ’ εφαρμσγή των 
διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 ταυ Αστικού Κώδικα 
ένεκα της αυξομείωσης των τιμών. 

16. Η διαπίστωση των βασικών τιμών ημερομισθίων, 
υλικών και μισθωμάτων, μηχανημάτων όπως και των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ημερομίσθια γίνεται 
από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Λημόσιων'Εργων 
(ΕΔΤΔΕ), που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 
αριθμ. 80885/5439/6.8.1992 (ΦΕΚ 573 Β'). 

17. Οι τιμές που διαπιστώνονται από την επιτροπή 
είναι οι μέσες τιμές που διαμορφώνονται στην αγο¬ 
ρά της περιοχής της πρωτεύουσας και οι τιμές αυτές 
χρησιμοποιούνται σε όλη τη χώρα, όχι μόνο για την 
αναθεώρηση αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συμπλή¬ 
ρωση αναλύσεων τιμών, όπου προβλέπουν τη χρήση των 
αναλύσεων οι σχετικές διατάξεις. Οι τιμές των ημερομι¬ 
σθίων αναφέρονται στον μέσης απόδοσης εργαζόμενο 
της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι τιμές υλικών είναι οι 
τιμές που διαμορφώνονται για τη χονδρική πώληση των 
υλικών ως ελεύθερων εμπορευμάτων και περιλαμβά¬ 
νουν κάθε σχετική επιβάρυνση που περιλαμβάνεται στις 
τιμές αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα συναλλακτικά ήθη (όπως πάγια συνυπολογιζόμενες 
συσκευασίες ή μεταφορές, Φ.Π.Α. τιμολογίων). Οι τιμές 
μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων διαπιστώνο¬ 
νται για μηχανήματα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 
Οταν διατίθενται από φορέα του δημόσιου τομέα τέτοια 
μηχανήματα, λαμβάνονται υπόψη και οι τιμές των μισθω¬ 
μάτων αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μηχανημάτων 
που δεν υπάρχουν στην αγορά επαρκή στοιχεία για 
τη διαμόρφωση της τιμής τους η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη της τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (όπως 
κόστος, απόδοση, διάρκεια ζωής, κατανάλωση ενέργει¬ 
ας), σε σύγκριση με άλλα ανάλογα μηχανήματα για τα 
οποία διαμορφώνεται αγοραίο μίσθωμα. Για τη διαπί¬ 
στωση των τιμών γενικά η επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
της κάθε πρόσφορο στοιχείο και ιδιαίτερα τα στοιχεία 
που συγκεντρώνονται συνεχώς από την αρμόδια υπη¬ 
ρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία και παρέχει γραμματειακή 
και διοικητική εξυπηρέτηση στην επιτροπή. Οι τιμές που 
διαπιστώνονται από την Επιτροπή ισχύουν για όλες τις 
εργολαβίες. 

18. Απόσπασμα των πρακτικών της επιτροπής, που 
περιλαμβάνει τις τιμές που διαπιστώνονται, κοινοποι¬ 
είται στο Τ.Ε.Ε. και στις πανελλήνιες επαγγελματικές 
εργοληπτικές ενώσεις, που δίνουν κάθε δυνατή δημο¬ 
σιότητα στις τιμές. Οι πιο πάνω πανελλήνιες εργολη¬ 
πτικές ενώσεις μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά 
των πρακτικών για ορισμένες τιμές, σε ανατρεπτική 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
των πρακτικών στο Τ.Ε.Ε.. Η ένσταση κατατίθεται στη 
γραμματεία της Επιτροπής και σε αυτή αποφασίζει ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων μετά από γνώμη της ίδιας επιτροπής της πα¬ 
ραγράφου 16. Η απόφαση κοινοποιείται όπως και το 
απόσπασμα του πρακτικού της επιτροπής και ενεργεί 
έναντι πάντων. 

19. Η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση συντελεστές 
που κοινοποιούνται μηχανογραφικά. Στην περίπτωση 
της παραγράφου 11, αν δεν δίνονται μηχανογραφικά 
οι συντελεστές με μηδενική την αξία των υλικών, συ¬ 


ντάσσεται ειδικό φύλλο υπολογισμού του συντελεστή. 
Τ ο ίδιο εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση που ο σχε¬ 
τικός συντελεστής δεν δίνεται μηχανογραφικά. Στις 
περιπτώσεις κονδυλίων αναλύσεων με πληθώρα εξει- 
δικευμένων παραμέτρων ή ποιοτήτων υλικών διαφόρων 
προελεύσεων ή κυμαινόμενων μέσα στο αυτό άρθρο 
συντελεστών μεταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται με το 
μηχανογραφικά κοινοποιούμενο συντελεστή της αντι¬ 
προσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης. 

20. Στις πιστοποιήσεις εμφανίζονται συνολικά τα ποσά 
αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής περιόδου, όπως προ¬ 
κύπτουν από το σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών 
που έχουν εκτελεσθεί ή έπρεπε να εκτελεσθούν μέσα σε 
κάθε αναθεωρητική περίοδο προκύπτουν από σχετικούς 
πίνακες κατανομής των εργασιών που απαιτούνται για 
τον υπολογισμό της αναθεώρησης. Με τους πίνακες 
αυτούς γίνεται και η εφαρμογή της παραγράφου 2 βάσει 
του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτό οριστι- 
κοποιήθηκε ως εγκεκριμένο πρόγραμμα κατασκευής 
και με ανοχή εκτιμήσεων δέκα τοις εκατό (10%) προς 
τα πάνω ή προς τα κάτω από τη συνολική αξία εκτε¬ 
λεστέων εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο όπως 
προκύπτει από το πρόγραμμα αυτό. 

21. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου πε¬ 
ριλαμβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση μετά την κοι¬ 
νοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι 
τότε υπολογίζεται η αναθεώρηση προσωρινά με τους 
συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου 
για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές ανα¬ 
θεώρησης. Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθε¬ 
ώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο 
για την αναθεώρηση και η πληρωμή γίνεται από τις 
εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις. 

Άρθρο 55 

Απολογιστικές εργασίες 

1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων με ανάδοχο για την 
κατασκευή έργου με το απολογιστικό σύστημα του άρ¬ 
θρου 9 εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 9. 

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίζει τον αριθ¬ 
μό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον 
αριθμό και είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων και να 
διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων. 

Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα 
των απαιτούμενων υλικών. Η διευθύνουσα υπηρεσία ε¬ 
γκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του 
αναδόχου κατά ειδικότητα με τη δυνατότητα να ορίσει 
διάφορα όρια για ορισμένο αριθμό εργαζομένων κάθε 
ειδικότητας ανάλογα με την απόδοσή τους. 

3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός 
της χρήσης των υλικών ή άλλων μέσων που αγοράζο¬ 
νται με δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως 
ορίζεται με τη σύμβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται 
το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση 
της σχετικής δημοπρασίας. 

4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν 
ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δα¬ 
πάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., 
καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σε 
αυτόν, με το εργολαβικό ποσοστό, μειωμένο κατά την 
έκπτωση της δημοπρασίας. 

5. Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών 
εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου μόνο για το 
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διάστημα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απο¬ 
λογιστικές εργασίες και αν η λύση της σύμβασής του 
γίνεται με τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχή¬ 
ματα που συμβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου 
μόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργά¬ 
νων του ή των οργάνων του φορέα κατασκευής του 
έργου. 

7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από 
τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπά¬ 
νης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του παρόντος. Ο 
χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις 
του αναδόχου κατά το χρόνο αυτόν ορίζονται με τη 
σύμβαση. 

8. Στις περιπτώσεις που η σύμβαση της απολογιστι¬ 
κής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών με 
υπεργολαβίες, ολικά ή μερικά, για την εκτέλεση της 
υπεργολαβίας από τον υπεργολάβο δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αλλά ό,τι 
ορίζεται σχετικά στη σύμβαση του κυρίου του έργου 
με τον ανάδοχο. 

9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης ερ¬ 
γασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο κατα¬ 
γράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό 
κατά ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκο- 
μιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες 
περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο 
στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής δια¬ 
χείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης 
του ανθρώπινου δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου 
αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και 
τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. 
Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας παραδί- 
δεται στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας 
ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση 
του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των 
μηχανημάτων. 

10. Κατά την εκτέλεση οποιοσδήποτε σύμβασης κα¬ 
τασκευής έργου με άλλο σύστημα, εκτός από το απο¬ 
λογιστικό σύστημα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν 
του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και 
περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπά¬ 
νη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά 
πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη 
αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. 
Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό 
ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρό¬ 
ντος, αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. Στο 
ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτω¬ 
ση της δημοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 
έως 6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 
εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της πα¬ 
ραγράφου αυτής. 

Άρθρο 56 

Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 

Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρό¬ 
σθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊ- 
σταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη 


Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση 
αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περι¬ 
γραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος 
και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές 
μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις ερ¬ 
γασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις 
σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακε¬ 
φαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται 
στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι 
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα 
τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς 
με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις 
εκατό (20%). 

Άρθρο 57 

Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες 

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και 
τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας 
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει 
ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν 
περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην 
πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν 
αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την 
εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην 
αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο 
του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωμα¬ 
τικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να 
διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημι¬ 
ουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες 
αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να 
διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα 
αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό 
των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της 
αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και 
η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων με¬ 
λετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση 
των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για 
τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί 
η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη 
του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό 
τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής 
σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής σύμβασης 
και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργα¬ 
σίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 5, 6 και 7. 

2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται 
από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που πε¬ 
ριλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές 
μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις 
δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος 
έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης 
σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση 
νέας σύμβασης. 

Περιλαμβάνει ακόμη και τις δαπάνες των απρόβλε¬ 
πτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθε¬ 
ώρηση και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

3. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρό¬ 
βλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση 
καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρ¬ 
μογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 
υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και 
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από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρη- 
σης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι 
οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή 
των σχετικών πρσδιαγραφών κατά την κατάρτιση των 
μελετών τσυ έργου και υπά την προϋπόθεση να μην 
τροπσποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή 
όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία 
της, άπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για 
τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται 
Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωμα¬ 
τικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απράβλεπτων 
δαπανών ανέρχονται σε ποσοστά εννέα τσις εκατό (9%) 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς το συνυ- 
πολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για 
έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου 
του ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, σύμ¬ 
φωνα με την απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΕΚ 
941 Β') και δεκαπέντε τσις εκατό (15%) για έργα προ- 
ϋπολογισμσύ μικρότερσυ του ως άνω ορίου, σύμφωνα 
με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 
Β') και μπσρεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων 
Έργων. Τ ο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπο- 
λογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα 
με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται 
σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 
30 του παράντος. 

4. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης 
εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και 
η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») 
να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών 
της ίδιας εργολαβίας, εφάσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) Αναφέρεται ρητά η δυνατάτητα αυτή στη διακήρυξη 
και τη σύμβαση. 

β) ί) Δεν τροποπσιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την 
έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της 
προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως πε- 
ριγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται 
ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ϋ) δεν θίγεται η 
πληράτητα, ποιάτητα και λειτουργικάτητα του έργου και 
ίϋ) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών 
που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 

γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό 
εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών τσυ 
έργου, ποσοστό είκσσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής 
δαπάνης αμάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστι¬ 
κά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 
αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφα¬ 
λαίωση λαμβάνονται υπάψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης 
από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφάσον υπερβαίνουν 
τα ανωτέρω άρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισάποσα τη 
δαπάνη της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απράβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον 
δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η οποία συνοδεύεται 
από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής 
Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτού- 
μενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Ο προϋπσλσγισμός των έργων στα σποία εφαρμόζε¬ 
ται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών, 
σι σποίες συντίθενται απά εργασίες που υπάγονται σε 
ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, 
έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχσνται το 
ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
ΔημάσιωνΈργων, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει 
εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζσνται οι 
Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Η παράγραφος αυτή καταλαμβάνει τις συμβάσεις 
έργων όλων εν γένει των αναθετσυσών αρχών κατά 
την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18, 
εφάσον τα έργα αυτά: α) κατασκευάζονται με μελέτες 
που εκπονούνται βάσει των διατάξεων του ν. 3316/2005 
ή β) προκηρύσσονται μετά την 1.3.2006 ή γ) αφορούν σε 
έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν απά την Ευρωπα¬ 
ϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, 
ανεξαρτήτως ημερομηνίας προκήρυξης. 

5. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέ- 
ρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί 
με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά 
αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροπσποίησή τσυς 
ή σποιαδήποτε αποζημίωση. 

6. Αν στσν Ανακεφαλαιωτικά Πίνακα Εργασιών περι¬ 
λαμβάνονται και εργασίες για τις σποίες δεν υπάρχουν 
τιμές μονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύ¬ 
εται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις 
εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων ερ¬ 
γασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά 
των κατωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ' ως εξής: 

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές 
τιμές για παρόμσιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές κα¬ 
θορίζονται ανάλογα προς αυτές, 

β) για εργασίες για τις οπαίες δεν υπάρχσυν παρό- 
μσιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνο¬ 
νται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολάγια 
(αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με 
τα τιμολόγια αυτά και 

γ) για εργασίες πσυ δεν περιλαμβάνονται στις προ¬ 
ηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση 
τα πραγματικά στοιχεία κάστους. 

Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που 
συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτε- 
λείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν 
την αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής πε¬ 
ριλαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικάς υπάλ¬ 
ληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προ¬ 
σωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς 
υπαλλήλους, μη αποκλειομένης της συμμετοχής στην 
επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταμένου της δι- 
ευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε 
κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιμαστικών 
εργασιών απά τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη 
επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακο¬ 
λούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών 
παραγωγής της νέας εργασίας. Στσιχεία πσυ έχουν 
προκόψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασί¬ 
ας ή τμήματος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του 
έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή από δο¬ 
κιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων 
εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό 
τιμών. Η περίπτωση γ' εφαρμόζεται μόνα για τσ μέρος 
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της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί σύμφωνα 
με τις περιπτώσεις α' ή β'. Στην «ανάλυση της τιμής» 
διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται σύμψωνα 
με την περίπτωση Υ από τα τμήματα που κανονίζονται 
σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'. 

Για εργασίες που είναι παρεμφερείς προς συμβατικές 
ή ήδη καθορισμένες νέες, οι τιμές κατά τα παραπά¬ 
νω συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον 
στοιχεία κόστους. 

Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τι¬ 
μές ιδίως των ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων 
μηχανημάτων του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή 
του τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου 
εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι προκύπτουσες από 
πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές ανάγονται στο χρόνο 
εκκίνησης της αναθεώρησης με αντίστροφη εφαρμογή 
του σχετικού τύπου της αναθεώρησης. 

Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση 
β' υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, 
ρητή ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμό¬ 
ζεται και στην περίπτωση α', αν η έκπτωση δεν περι¬ 
λαμβάνεται στην όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και 
στο μέρος της τιμής της περίπτωσης γ' που κανονίζεται 
σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'. 

Οι τιμές ιδίως των υλικών των μηχανικών εξοπλισμών, 
των συσκευών, που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές 
τιμές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασί¬ 
ας, αν αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως 
διαδεδομένα στο εμπόριο. 

Στα συστήματα προσφοράς των άρθρων 8,10 και 11 του 
παρόντος ορίζεται υποχρεωτικά στη διακήρυξη τεκμαρ¬ 
τή έκπτωση και για τον προσδιορισμό της λαμβάνεται 
υπόψη, μεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαι¬ 
τερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο 
στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο έργο. 

7. Η τιμή μονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται 
σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 6 ή 
το μέρος της τιμής της περίπτωσης γ', που κανονίζε¬ 
ται σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 
6, ανάγεται στο επίπεδο των τιμών της προσφοράς, 
πολλαπλασιαζόμενη με σταθερό συντελεστή που αφορά 
στη συμβατική ομάδα ομοειδών εργασιών στην οποία 
εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντε¬ 
λεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο: 

σ = Α: Β όπου: 

Α: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών ερ¬ 
γασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές του 
προϋπολογισμού υπηρεσίας του χρόνου δημοπράτησης 
του έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία 
χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και 

Β: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασι¬ 
ών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές των 
ισχυουσών εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών του χρόνου 
δημοπράτησης του έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για 
την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. 

Η τιμή μονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της 
δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συμβατικές ομάδες 
ομοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόμενη 
με συντελεστή που υπολογίζεται με τον ίδιο παραπάνω 
τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις ερ¬ 
γασίες του προϋπολογισμού υπηρεσίας που θεωρούνται 
ότι αποτελούν μια ομάδα εργασιών. Γ ια τον υπολογισμό 
των δαπανών, με βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα 


ανωτέρω πηλίκα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εργασίες 
εκείνες του προϋπολογισμού υπηρεσίας, οι οποίες είτε 
υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκρι¬ 
μένες αναλύσεις τιμών ή εγκεκριμένα τιμολόγια δημο¬ 
πράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τμήματα 
εργασιών των αναλύσεων ή τιμολογίων αυτών. Στις 
περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός υπηρεσίας περι¬ 
λαμβάνει «κατ’ αποκοπήν τιμές» ή τιμές αναψερόμενες 
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 
του παρόντος με τα συμβατικά τεύχη εγκρίνεται υπο¬ 
χρεωτικά και ανάλυση της τιμής των εργασιών αυτών 
ή βασικών επί μέρους συνιστωσών εργασιών που επη¬ 
ρεάζουν άμεσα την «κατ’ αποκοπήν τιμή» και που πε¬ 
ριλαμβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριμένες 
αναλύσεις τιμών. 

Ο ανωτέρω τρόπος καθορισμού τιμών των νέων ερ¬ 
γασιών δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των συστη¬ 
μάτων προσφοράς των άρθρων 8,10 και 11 του παρό¬ 
ντος. Με τη διακήρυξη ορίζεται γί αυτά τα συστήματα 
προσφοράς σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται 
με βάση τις γενικές αρχές τιμολόγησης των εργασιών 
στους προϋπολογισμούς υπηρεσίας από τους φορείς 
κατασκευής των έργων και πάντως σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,90. 

Οι νέες τιμές μονάδας εργασιών που καθορίζονται με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται με 
το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 
που ισχύει για τη σύμβαση, αν αυτό για την περίπτωση 
α' της παραγράφου 6 δεν περιέχεται στην παρόμοια 
ή ανάλογη τιμή. 

8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρω¬ 
τόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 
που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύ- 
νουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο 
ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί 
την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός 
πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 44 
του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην 
περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγ¬ 
γραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτό¬ 
κολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη 
αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν έν¬ 
σταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την 
ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των 
τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί 
ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας 
υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά 
την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχε¬ 
τικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του 
για επίλυση της τυχόν διαφοράς. 

Άρθρο 58 

Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 

1. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον 
κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά 
στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν 
από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον 
δεν Οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν 
τον κύριο αυτού. 
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Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων 
εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων 
που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 
ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, 
το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του 
είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 
συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε 
οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθε¬ 
σμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική 
παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο 
φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη 
διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε 
τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματος του 
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν 
είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλο¬ 
γες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού 
ανταλλάγματος. 

3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από 
τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 
στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 
και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε 
αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του 
προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις 
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανω- 
τέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που 
τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

4. Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που 
προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να 
δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία το είδος 
και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για 
την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να 
εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά 
περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται 
ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκα¬ 
τάστασή τους. 

5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρό¬ 
κειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα 
παραληφθεί οριστικά η προθεσμία αυτή ορίζεται σε 
είκοσι (20) ημέρες. Η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει 
αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχο¬ 
μένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της 
έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών 
που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την 
προϊσταμένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, 
η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντι¬ 
παράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτί¬ 
θενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από 
τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με περιγραφή όλων των 
στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί Επίσης εξετάζεται η 
ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται 
με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και 
προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για 
την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η 
υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί τη διευθύνουσα 
υπηρεσία για παρουσιαζόμενες βλάβες. 


6. Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου 
επέχει θέση πράξης της διευθύνουσας υπηρεσίας για 
την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύμφωνα με το 
νόμο. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρω¬ 
τόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καμιά 
επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να 
υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος της διευθύ- 
νουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί Η ένσταση ειδικά 
στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε ανατρε¬ 
πτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή 
με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση 
αυτού. Η αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει με τροποποίηση ή όχι 
το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της τυχόν ενστά- 
σεως. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση 
τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η αποκατάστα¬ 
ση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο 
και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για 
την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται 
απολογιστικά. 

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις 
εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση 
της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα 
έργα δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώ¬ 
πων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή 
περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστά¬ 
μενος της διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί να εγκρίνει 
και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαί¬ 
ων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω και 
αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που 
συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή γί αυτά μνημο¬ 
νεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
και κοινοποιείται στην προϊσταμένη αρχή. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των δι- 
ατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας 
γϊ αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής του. Η διευθύ- 
νουσα υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια 
της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή 
μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργα¬ 
σιών με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες 
οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για 
την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο 
του έργου, εκτός αν με την απόφαση της προϊσταμένης 
αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η 
δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως 
υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα. 

8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση 
των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει 
παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών 
για εύλογο χρονικό διάστημα. 

9. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρμόζεται 
ανάλογα και για τον καθορισμό της αποζημίωσης του 
αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρό¬ 
ληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία 
που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου. 

10. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλο¬ 
νται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν 
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από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρά- 
ντος, εκτελούνται μόνο μετά απά έγγραφη εντολή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται 
απαραίτητα στην προϊστάμενη αρχή. Για διαπίστωση 
της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό 
πρωτόκολλα μεταξύ ταυ προϊσταμένσυ της διευθύνου- 
σας υπηρεσίας και ταυ αναδόχσυ. Στις περιπτώσεις 
της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά 
τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και 8. 

Άρθρο 59 

Ποιάτητα στα δημάσια έργα 
Πρόγραμμα ΠσιότηταςΈργσυ (Π.Π.Ε.) 

1. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαι¬ 
τήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις 
ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηρι¬ 
ότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει 
το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τράπο 
οργάνωσης και δισίκησης του έργου και τον τρόπο και 
τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 
στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικά κανσνιστικό έγγρα¬ 
φο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακο¬ 
λούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στσιχείων, 
τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστοί και 
αρχεισθέτησής τους. 

2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος 
Ποιάτητας Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή 
Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός, αν πρόκειται 
για κατασκευή, υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το 
οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύ¬ 
τερης τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 
ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β'), ΔΙΠΑΔ/σικ. 611/ 

24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β'), ΔΙΠΑΔ/σικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 
Β') τσυ Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων 
αφσρούν και σι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/σικ.4/ 

19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β'), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 
624 Β') τσυ Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημόσιωνΈργων, καθώς και γ) η Δ14/43309/5.3.2001 
(ΦΕΚ 332 Β') του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημόσιωνΈργων. 

3. Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους 
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρημα- 
τοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επι¬ 
τρέπεται, εκτός από τσυς ελέγχους που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να δι- 
ενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων 
έργων και από ειδικό Σύμβουλο που προσλαμβάνεται 
με απάφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Με την κοινή απόφα¬ 
ση αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β') των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων κανονίζονται 
όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των 
ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή 
στοιχείων και πληροφοριών στο Συμβούλιο, ώστε να 
διευκσλύνεται στα έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση 
σε όλους τους χώρους κατασκευής τσυ έργου και στις 
πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίη¬ 
ση δειγματοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και 
των εργαστηρίων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλ¬ 


λοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων, τσν τρόπο 
αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων και 
τυχάν επίλυση διαφωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 60 του παρόντος ή τα καθοριζόμενα στη 
σύμβαση και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια 
για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου. 

Με άμοια απάφαση μπσρεί να τροπσπσιούνται οι 
διατάξεις της παρούσας παραγράφσυ. 

Άρθρα 60 

Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - 
Παράλειψη συντήρησης 

1. Η παραλαβή και σ έλεγχος της ποιάτητας των υλι¬ 
κών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου 
ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή πε¬ 
ρισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από 
τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής 
ανακοινώνεται στην προίσταμένη αρχή, η σποία μπσρεί 
να σρίσει και άλλσν υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο 
της επιτροπής. Η προίσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε 
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον επανέλεγχο 
της παραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια 
εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρ- 
κεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας 
να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων 
που ορίζονται σε άρτισ αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχσς 
και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τσν προσφσράτερσ 
τράπσ με απόφαση της προίσταμένης αρχής. 

2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη 
θεωρεί άτι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις των πρσδιαγραψών ή γενικά είναι ακα¬ 
τάλληλα, διατάσσεται απά τη διευθύνσυσα υπηρεσία η 
μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, 
τα υλικά δεν χρησιμοποισύνται αν δεν κριθεί η καταλ- 
ληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχα πσυ γίνεται 
από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών 
ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστη¬ 
ριακές έρευνες πρσκαταβάλλεται από τσν ανάδσχο και 
τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα 
των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει 
τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από 
τις πιστώσεις του έργου. 

3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι 
την οριστική παραλαβή σπσιαδήπστε εργασία παρσυ- 
σιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 
ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτάν ειδική διαταγή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει 
τα ελαττώματα και τάσσει εύλσγη πρσθεσμία για την 
απσκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπσρεί να 
περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργα¬ 
σιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτά επιβάλλεται. Αν 
το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή 
του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική δια¬ 
ταγή καθορίζεται ποσοστά μείωσης της αμοιβής του 
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και 
την εκτέλεση σρισμένων εργασιών για τσν περισρισμά 
του ελαττώματος. 

4. Η ένσταση του αναδάχου στην περίπτωση της ει¬ 
δικής διαταγής πσυ πρσβλέπει η πρσηγούμενη παρά¬ 
γραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών απά την κοινσπσίησή της. Με την εμπρόθεσμη 
ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των ερ- 
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γασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταμένης 
αρχής στην ένσταση. Τσ ανασταλτικό αποτέλεσμα της 
ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάμενος 
της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει με διατα¬ 
γή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση 
αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώματος ή οι 
εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή 
των κινδύνων εκτελούνται αμέσως απά τον ανάδοχο. 
Ο επιβλέπων ή άλλος εκπράσωπος της διευθύνουσας 
υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και 
καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα που παίρνει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής. Τ ο ανασταλ¬ 
τικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή 
αίρεται, αν πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν 
από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπάθεση άλ¬ 
λων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της 
διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί να ορίζει τη μη συνέ¬ 
χιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων. 

5. Αν ο ανάδοχος με την ένστασή του ζητεί τη διε¬ 
νέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιμών για 
την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται πριν εκδοθεί απόφαση επί της ενστάσε- 
ως, ύστερα από εντολή της προϊσταμένης αρχής, που 
προσδιορίζει το είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις 
της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης 
εφαρμάζονται και στην περίπτωση αυτή. 

6. Η προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της 
ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή της μπορεί 
να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιοσδήποτε 
άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απά- 
φαση αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή 
δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απάψεις του, έχει 
το δικαίωμα να πληρωθεί με τους συμβατικούς άρους 
και τιμές για τις πράσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες 
διατάχθηκαν ύστερα απά την απομάκρυνση των εγκα¬ 
ταστάσεων του αναδόχου συντάσσονται νέες τιμές που 
λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό. 

7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει 
τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται 
σε αυτάν με την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εμπρά- 
θεσμη ένσταση, μέσα στην ίδια προθεσμία απά την 
κοινοποίηση της απάφασης επί της ενστάσεως, τάτε οι 
εργασίες αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να 
εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας υπηρεσίας 
με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμά 
του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών 
κυρώσεων κατά του αναδάχου. 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρμόζο¬ 
νται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος 
παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των 
έργων όσο διάστημα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή. 

9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώμα¬ 
τα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. 

Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώ¬ 
ματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως καθο¬ 
ρίζεται στην ειδική διαταγή μέχρι την αποκατάσταση 
του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού 
έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να 
γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσάτερες επά- 
μενες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με σχετική απάφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 


10. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή 
των έργων, εφαρμάζονται οι διατάξεις της παραγρά¬ 
φου 4 του άρθρου 73 του παρόντος και η διαπίστωση 
της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται απά τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. 

Άρθρο 61 

Έκπτωση αναδόχου 

1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γρα¬ 
πτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με 
τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την 
εργολαβία. 

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά 
του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω πε¬ 
ριπτώσεις: 

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της 
υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των εργασιών 
ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, 
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

β) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χράνο περισσότερο 
του μηνός, τον προβλεπόμενα στη σύμβαση χρόνο για 
την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί με υπαιτιάτητά του, κατά δύο (2) τουλάχι¬ 
στον μήνες, έστω και μία αποκλειστική προθεσμία του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ’ εξαίρεση, αν 
η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδο¬ 
χος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε 
ποσοστά τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις 
τυχόν υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι 
δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς 
το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των 
εργασιών οφείλεται σε υπαιτιάτητά του. Η παράταση 
χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση 
τιμών και με επιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις 
του άρθρου 49 του παρόντος. 

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακάτεχνες 
ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος 
για το λάγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχι¬ 
στον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
60 του παρόντος για την αποκατάσταση των κακοτε¬ 
χνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του 
αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα 
σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κα¬ 
νόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. Γ ια να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης 
στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) 
τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της 
διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

3. Η περίπτωση γ' της ανωτέρω παραγράφου εφαρμά- 
ζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των 
ενδεικτικών προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. 
Γ ια την εφαρμογή της καθορίζονται υποχρεωτικά στα 
συμβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης των ερ¬ 
γασιών εκτέλεσης, ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
ανά έναν (1) ή το πολύ δύο (2) μήνες ανάλογα με το 
μέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως 
άνω υποχρεωτικές ενδεικτικές προθεσμίες τίθενται για 
το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το 
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πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συμβατικής 
προθεσμίας περαίωσης. Τσ χρονικό αυτό διάστημα δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες. 

4. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινσπσιείται στσν 
ανάδσχο ειδική πρόσκληση της διευθύνσυσας υπηρεσί¬ 
ας, η οπαία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του 
άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγρα¬ 
φή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο 
ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμε¬ 
νη προθεσμία πρέπει να είναι εύλσγη, δηλαδή ανάλογη 
του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη 
για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν 
μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, 
ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. 

Όταν ζητείται η λήψη μέτρων για την αποτροπή επεί¬ 
γοντος κινδύνου, η προθεσμία που τάσσεται μπορεί να 
είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 

5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και 
τις προθεσμίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκρι¬ 
μένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρε¬ 
ωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις 
του, για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημά¬ 
των τσυ και υψίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την 
τυχόν υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών. 

6. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρό¬ 
σκληση παρήλθε χωρίς σ ανάδσχος να συμμορφωθεί 
με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως 
και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) 
ημερών από την πάροδσ της πρσθεσμίας, με απόφαση 
του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες 
που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συμμόρφωση πρσς 
την ειδική πρόσκληση και αιτισλογείται η έκπτωση, με 
αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες 
πσυ δεν συμμορφώθηκε. 

7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απσρριφθεί η ένσταση από 
την αρμόδια πρσς τούτο προϊσταμένη αρχή, η έκπτωση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση, 
αναστέλλσνται σι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή 
να σριστικοποιηθεί και σ ανάδοχος υποχρεούται να συ¬ 
νεχίσει τις εργασίες της εργσλαβίας. Η απόφαση επί 
της ενστάσεως εκδίδεται, μετά γνώμη του αρμόδιου 
Τεχνικού Συμβουλίου, από την προϊσταμένη αρχή και 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την 
κατάθεσή της. Η τυχόν αποδοχή ή απόρριψη της ένστα¬ 
σης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής μπο¬ 
ρεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του 
ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, 
ώστε να πιθανολσγείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου. Αν η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη, κινείται η πειθαρχική διαδικασία 
κατά των υπαίτιων υπαλλήλων κατά τσ άρθρσ 40 του 
παρόντος, για την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις 
επιπτώσεις της αμέλειας τσυς στα συμφέρσντα του 
κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεού- 
ται να διακόψει τις εργασίες, έως ότσυ εκδοθεί ρητή 
απόφαση της προϊσταμένης αρχής επί της ενστάσεώς 
τσυ. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής δικαιούται 
ισόποση παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, εφόσον 
η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η διακοπή των 
εργασιών δεν απστελεί λόγο για τη διάλυση της σύμ¬ 
βασης. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα 


της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών 
και μέχρι την έκδσση τυχόν θετικής για τον ανάδοχο 
αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή. Μόλις οριστι- 
κοποιηθεί η έκπτωση, η προϊσταμένη αρχή υποχρεούται 
να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Μητρώων και 
Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

8. Αν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από 
την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να 
παραμελεί τις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρε¬ 
σία μπορεί να επέμβει για την αποτροπή ενδεχόμενων 
κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις απαιτούμενες προς 
τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του ανα- 
δόχου. Επίσης εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες 
εργασίες μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και 
μέχρι τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των υπο- 
λειπόμενων εργασιών, από την αρμόδια προϊσταμένη 
αρχή. Η εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου αυτής 
γίνεται με απευθείας ανάθεση σε άλλον εργολήπτη ή 
με πρόχειρο διαγωνισμό ή με αυτεπιστασία. 

9. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος απο¬ 
ξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και η 
εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό. 

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο 
ανάδοχο να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να 
καταστεί δυνατή η επιμέτρησή τους ή να εκτελέσει 
εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων. 

10. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται 
αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται 
να υλοποιήσει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός 
από την οριστικοποίηση της έκπτωσης: 

α) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος 
της προκαταβολής προσαυξημένο με τους νόμιμους 
τόκους και εισπράττεται από τον κύριο του έργου με κα¬ 
τάπτωση ανάλογου ποσού της αντίστοιχης εγγύησης. 

β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή 
εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 35 του 
παρόντος. 

γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που 
προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προ¬ 
θεσμίας περαίωσης του έργου και για τις τμηματικές 
προθεσμίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαμβάνονται στον 
εκκαθαριστικό λογαριασμό της έκπτωτης εργολαβίας. 

11. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο 
έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει μέσα σε έναν (1) μήνα 
την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν 
αμελήσει την υποχρέωσή του αυτή, η διευθύνουσα υπη¬ 
ρεσία προβαίνει η ίδια στη σύνταξη της επιμέτρησης ή 
την αναθέτει σε ιδιώτη μηχανικό, καλώντας τον έκπτω¬ 
το ανάδοχο να παραστεί. Η επιμέτρηση ελέγχεται και 
εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός 
από της υποβολής της και κοινοποιείται στον έκπτωτο 
ανάδοχο, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν 
η επιμέτρηση συνταχθεί με επιμέλεια της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Επί της ένστασης αποφαίνεται η προϊσταμέ- 
νη αρχή εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν 
η επιμέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη μηχα¬ 
νικό, η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις 
του έργου με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και περιλαμβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό 
της έκπτωτης εργολαβίας. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει 
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μόνο ολοκληρωμένες εργασίες. Κατ’ εξαίρεση ημιτε¬ 
λείς εργασίες και εισκομισθέντα στο εργοτάξιο υλικά 
περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση, αν κατά την κρίση 
της υπηρεσίας είναι χρήσιμα για τον κύριο του έργου, 
εν άψει της προοπτικής συνέχισής τσυ. 

12. Στσν εκκαθαριστικά λογαριασμά περιλαμβάνεται 
το σύνολο των ποινικών ρητρών της παραγράφου 10 
και κάθε άλλη εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του έκ¬ 
πτωτου αναδάχου. Αν ο εκκαθαριστικές λογαριασμάς 
είναι αρνητικές, η διαψορά εισπράττεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτή¬ 
σεων τσυ κυρίσυ του έργου. Αν κατά την παραλαβή των 
εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, που διενεργείται 
ταυτάχρονα ως προσωρινή και σριστική, πρσκύψσυν 
διαφορές στα ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασμού, 
συντάσσεται νέος τελικές λογαριασμός, αλλιώς σ εκ¬ 
καθαριστικός λογαριασμός ισχύει ως τελικός. 

13. Αν, μετά την οριστικσπσίηση της έκπτωσης, η 
πρσϊσταμένη αρχή απσφασίσει την ολσκλήρωση του 
έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μεισδάτη 
του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος 
ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο 
ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 
υπέβαλε στο διαγώνισμά. Η σύμβαση εκτέλεσης συνά- 
πτεται εφάσον εντάς δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη 
αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη απσδοχή της. Η άπρα¬ 
κτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη 
της πρότασης. Αν σ ανωτέρω μεισδότης δεν δεχθεί 
την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή 
προσκαλεί τσν επόμενο κατά σειρά μεισδότη, ακολσυ- 
θώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και 
αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για 
την ανάδειξη αναδάχου στο έργο προσφεύγει κατά την 
κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδι¬ 
κασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. 

Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται 
μόνο στην περίπτωση που η προϊσταμένη αρχή κρίνει 
αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι 
ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ μπορεί να 
εφαρμάζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρω¬ 
σης του έργου, ύστερα απά αυτσδίκαιη διάλυση της 
σύμβασης κατάπιν πτώχευσης του αναδάχου ή διάλυση 
με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες 
διατάξεις. 

Άρθρο 62 

Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης 

1. Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανά- 
δοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για 
οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή 
αυτή σρίζεται μεταγενέστερσς χρόνος διάλυσης, για να 
εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες. 

2. Ο ανάδσχσς μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της 
σύμβασης: 

α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει 
η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες 
με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή τσυ κυρίσυ 
του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά 
σχετικά με την έναρξη των εργασιών. 

β. Αν σι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τσυς, διακσ- 
πούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα 


κατασκευής ή τσυ κυρίσυ του έργου για διάστημα με¬ 
γαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της 
διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την 
επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδάχου στη δεύτερη. 

Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, 
σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του πα¬ 
ρόντος, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από 
τη δήλωση διακοπής των εργασιών. 

γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα 
τσυ αναδάχου υπερβεί την οριακή προθεσμία. 

3. Αν υπάρχει υπαιτιάτητα τσυ φσρέα κατασκευής 
ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο 
ανάδοχσς υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των 
έργων στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Με τη δήλωση αυτή: 

α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιάτητα, που απο¬ 
δίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, 
η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων. 

β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που 
έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών 
και για την εκτίμηση της αξίας τους. 

γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολεί¬ 
πονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από 
αυτά η έλλειψη δυνατάτητας κατασκευής, λόγω της 
υπαιτιότητας τσυ φσρέα κατασκευής ή τσυ κυρίσυ του 
έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση πσυ 
δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στσιχεία, δεν παράγει 
έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον 
κύριο του έργου, άταν αυτάς δεν ταυτίζεται με τον 
φορέα κατασκευής του έργου. 

4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την 
παράγραφσ 3 η διευθύνσυσα υπηρεσία εξακριβώνει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στσιχεία της δήλωσης 
και εκδίδει απάφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το 
περιεχόμενο της δήλωσης. 

5. Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερα των τριών (3) 
μηνών από την επίδοση της ειδικής δήλωσης του ανα- 
δόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του 
φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, ή δύο (2) 
μηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, σ ανά¬ 
δοχσς μπσρεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή, τα στσιχεία των προηγούμενων 
παραγράφων συνεκτιμώνται για το σχημάτισμά γνώμης 
στσ αίτημα του αναδάχου. 

6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση 
της σύμβασης, λάγω παρέλευσης της οριακής προθε¬ 
σμίας με υπαιτιότητα τσυ φσρέα κατασκευής ή τσυ 
κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνσυσας υπη¬ 
ρεσίας πρέπει να κοινοπσιηθεί στσν ανάδοχο μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι τότε, όπως 
και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, σι εργασίες 
συνεχίζσνται μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

7. Το δικαίωμα του αναδάχου για αίτηση διάλυσης 
της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
απά το στοιχείο α' και από την πρώτη περίπτωση τσυ 
στοιχείσυ β' της παραγράφου 2, ασκείται μόνο μετά 
πάροδο τριών (3) μηνών απά την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με 
την έναρξη των εργασιών ή από την κσινοποίηση της 
διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται 
στη διευθύνσυσα υπηρεσία και κοινσποιείται στον κύριο 
του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα 
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κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η 
διευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή 
της στην προϊστάμενη αρχή. 

8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, 
αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεω¬ 
ρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης 
επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των 
εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο 
ανάδοχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκρι- 
θεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με 
την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του 
χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν 
δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η 
δοκιμασία του χρόνου. 

Άρθρο 63 

Ματαίωση διάλυσης 

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί μπορεί 
να ματαιωθεί η διάλυση, αφού αποζημιωθεί ο ανάδο¬ 
χος για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν 
από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των 
εργασιών. 

2. Γ ια τη ματαίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλ¬ 
λει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας 
σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημί¬ 
ωσης που αξιώνει. Η διευθύνουσα υπηρεσία διαβιβάζει 
την αίτηση στην προϊσταμένη αρχή, με ταυτόχρονη 
σχετική εισήγησή της. Η προϊσταμένη αρχή συγκροτεί 
επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του 
αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που 
προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη 
διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά 
στοιχεία. 

3. Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική 
αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμέ- 
νης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται 
μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους 
της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν 
μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει 
η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν 
πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων 
της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της ματαίω¬ 
σης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές 
στις προθεσμίες του έργου. 

Άρθρο 64 

Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης 

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση 
από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου 
και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον 
έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα 
τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού 
ποσού, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η 
σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον 
ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί: 

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρί¬ 
σκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία 
των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή 
να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η 
προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε 


συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκε¬ 
κριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την 
παραγωγή ή προμήθεια υλικών. 

β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκατα¬ 
στάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον 
πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο 
εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιμο¬ 
ποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια 
παράλειψη χρησιμοποίησής τους. 

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) 
του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου 
κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της 
αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και 
των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκα¬ 
ταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Γ ια τον προσδιορισμό της 
αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συν¬ 
θήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος απο¬ 
δέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου 
από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου 
εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. 

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση 
για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται 
από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται 
με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση 
του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Άρθρο 65 
Υποκατάσταση 

1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην 
κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 
έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κα¬ 
τασκευής του έργου. Η έγκριση της υποκατάστασης 
γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, μετά από πρόταση 
της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον η εργοληπτική 
επιχείρηση, που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο, έχει 
τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη 
του έργου από τον ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα 
εχέγγυο για την κατασκευή του έργου, κατά την κρίση 
της προϊσταμένης αρχής που λαμβάνει υπόψη της και 
τα σχετικά στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ.. 

Άν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει 
άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη 
εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέ¬ 
ας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά 
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. 

2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος 
ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον 
προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και 
οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί 
η υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την 
ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλ¬ 
λεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρί¬ 
σκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο. 

3. Γ ια να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από 
την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του ανα¬ 
δόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για το 
οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή από την 
ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πλη¬ 
ρωμές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο. 
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου 
αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης. 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την 
απάφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή 
καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο 
ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνε¬ 
ται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση μετά την 
οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο, 
οι εγγυήσεις του νέου αναδάχου και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυ¬ 
τής ο υποκατάστατος του αναδάχου επέχει στο εξής 
θέση αναδάχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για 
το σύνολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που 
προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης της υπο¬ 
κατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού 
αναδάχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του 
αρχικού αναδάχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε 
στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόματι του αρχικού 
αναδάχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική 
απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν 
νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο 
μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του 
αρχικού αναδάχου από την ευθύνη του. 

4. Σε περίπτωση αναδάχου κοινοπραξίας που την υπο¬ 
κατάσταση ζητεί μέλος της, απαιτείται η συναίνεση 
όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι. 

5. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανα¬ 
κοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη κατά την 
κρίση της εκχωρούσας επιχείρησης σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις. 

Άρθρο 66 

Κατασκευαστική κοινοπραξία 

1. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του παρόντος, 
όπως κάθε φορά ισχύει, για την κατασκευή έργου, το 
οποίο έχει αναλάβει μία ή περισσότερες από τις επιχει¬ 
ρήσεις αυτές (κατασκευαστική κοινοπραξία), αν: 

α) όλα τα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας 
ανήκουν στις καλούμενες από τη διακήρυξη τάξεις και 
κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) και 

β) το συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνω¬ 
στοποιείται στον κύριο του έργου ή τον φορέα κα¬ 
τασκευής. Αν δεν γνωστοποιηθεί, δεν αναγνωρίζεται 
από τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής. Ο 
κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορεί να 
μην εγκρίνει τη σύσταση της κοινοπραξίας, με απόφα¬ 
ση που λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
ενός (1) μηνάς από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Μέχρι 
την έγκριση ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας 
αυτής δεν επιτρέπεται η σύμπραξη της κοινοπραξίας 
στην κατασκευή του έργου. Ο αριθμός των μελών της 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν μπορεί να υπερβαί¬ 
νει τα τρία, αν το έργο ανατέθηκε σε μία επιχείρηση, 
ή το διπλάσιο του αρχικού αριθμού των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, αν το έργο ανατέθηκε σε κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

2. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό 
συμμετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλά¬ 
χιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%). 


Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει επιπλέον 
κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να διατηρεί ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εκτός 
αν η συμμετοχή της στην αρχική κοινοπραξία ανέρχεται 
σε ποσοστό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
οπότε αυτό ισχύει ως ελάχιστο ποσοστό και στην κα¬ 
τασκευαστική κοινοπραξία. Στην περίπτωση αναδάχου 
κοινοπραξίας επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας, το 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής καθεμίας των επιχει¬ 
ρήσεων αυτών στην κατασκευαστική κοινοπραξία δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο από είκοσι πέντε τοις εκα¬ 
τό (25%). Κάθε άλλη νέα επιχείρηση που μετέχει στην 
κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

Τα επιπλέον μέλη της κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται 
να είναι κοινοπραξίες. 

3. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον 
έναντι του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, 
για το σύνολο του έργου. 

4. Στον υπολογισμό της εμπειρίας και του ορίου ανε¬ 
κτέλεστου μέρους εργολαβιών δημόσιων έργων κάθε 
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως το όριο αυτό προσδιο¬ 
ρίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος, 
λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτελέστηκαν από 
κατασκευαστικές κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετείχε 
καθεμία από αυτές τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, κατά 
το ποσοστό συμμετοχής της. 

Άρθρο 67 

Όροι και διαδικασία έγκρισης 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας 

1. Η γνωστοποίηση της σύστασης κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 80 του παρόντος, η οποία 
προτίθεται να εκτελέσει έργο, που έχει αναλάβει μία 
ή περισσότερες από αυτές, γίνεται με αίτηση του ανα- 
δόχου, η οποία υποβάλλεται στη διευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό σύστασης 
της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και φάκελο δικαιο- 
λογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3. 

2. Το συμφωνητικό σύστασης της κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας τελεί υπό την αίρεση έγκρισής του και 
πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής στοι¬ 
χεία: 

α) Σαφή αναφορά των στοιχείων των συμβαλλόμενων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, από τα οποία να αποδει- 
κνύεται η εγκυρότητα της σύστασης της κατασκευαστι¬ 
κής κοινοπραξίας και ότι αυτές έχουν και τις ιδιότητες 
που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του 
παρόντος και ειδικότερα: 

ί) Εάν πρόκειται περί ατομικής εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., το ονοματεπώνυμο, 
την ισχύουσα επαγγελματική διεύθυνση και τον αριθμό 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες 
έργων στις οποίες είναι γραμμένη. 

ϋ) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης με 
νομική προσωπικότητα εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., την 
πλήρη επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, 
την ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθμό εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποί¬ 
ες είναι εγγεγραμμένη, καθώς και το ονοματεπώνυμο, 
την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελμα και την ιδιότητα 
του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτη- 
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μένο για την υπογραφή του συμφωνητικού σύστασης 
της κατασκευαστικής κσινσπραξίας και τα στοιχεία της 
απόφασης τσυ οργάνου, το οποίο δεσμεύει την εταιρία 
κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του έργου 
σε κοινοπραξία με τα λοιπά μέλη της κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας και για την εξουσιοδότησή του να υπο¬ 
γράψει το συμφωνητικό σύστασής της. 

ϋί) Εάν πράκειται για εργοληπτική επιχείρηση με έδρα 
εκτάς Ελλάδος, μη εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοι¬ 
χεία των περιπτώσεων ί και ϋ και αντί των στοιχείων 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία 
δύναται, σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας της, να συμ¬ 
μετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκτέ¬ 
λεση δημόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας 
του συγκεκριμένου έργου το οποίο έχει αναλάβει ο 
ανάδοχος. 

β) Σαφή αναφορά του ποσοστού συμμετοχής κάθε 
συμβαλλόμενης εργοληπτικής επιχείρησης στην κατα¬ 
σκευαστική κοινοπραξία, από την οποία να αποδεικνύ- 
εται πλήρως η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων 
έγκρισης της κοινοπραξίας αυτής, που ορίζουν οι δια¬ 
τάξεις του άρθρου 66 του παρόντος. 

γ) Σαφή αναφορά του έργου για την εκτέλεση του 
οποίου συνιστάται η κατασκευαστική κοινοπραξία, η 
οποία να ταυτίζεται με τον τίτλο του έργου που έχει 
αναλάβει ο αρχικός ανάδοχος. 

δ) Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση άλων των συμβαλ- 
λομένων περί αποδοχής άλων των άρων της σύμβασης, 
μεταξύ του εργοδάτη και του αναδόχου και περί της 
εις ολάκληρον ευθύνης τους έναντι του εργοδότη για 
το σύνολο του έργου. 

ε) Ορισμό φυσικού προσώπου, ως εκπροσώπου της 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας, με τον αναπληρωτή του 
για τους οποίους ισχύουν τα εξής: 

ί) Σε περίπτωση που ο αρχικός ανάδοχος είναι κοινο¬ 
πραξία, ο εκπράσωπος πρέπει να είναι μέλος αυτής ή 
νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας, μέλους της κοινοπραξί¬ 
ας, ο δε αναπληρωτής μπορεί να είναι μέλος ή νόμιμος 
εκπρόσωπος των υπόλοιπων μελών της κατασκευαστι¬ 
κής κοινοπραξίας. 

ϋ) Σε περίπτωση που ο αρχικός ανάδοχος είναι μία 
εργοληπτική επιχείρηση, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι 
το φυσικό πρόσωπο που τη συνιστά (επί ατομικής επι¬ 
χείρησης) ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής (επί εταιρίας) 
και ο αναπληρωτής μπορεί να είναι πρόσωπο με τις 
ίδιες ιδιότητες από τα υπόλοιπα μέλη της κατασκευα¬ 
στικής κοινοπραξίας. 

ϋί) Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν αναλόγως κατά 
τα λοιπά και οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 39 και 
70 παράγραφοι 2 και 4 του παράντος. 

3. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την 
αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα εξής: 

α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα 
στοιχεία της παραγράφου 2.α, όπως τα ισχύοντα κα¬ 
ταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, εξου¬ 
σιοδοτήσεις κ.λπ.. 

β) Τις ισχύουσες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (σε 
αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα) για τις περιπτώσεις 
ί και ϋ της παραγράφου 2.α και τα αντίστοιχα σχετικά 
στοιχεία για την περίπτωση ίίί της ίδιας παραγράφου. 

γ) Τις συμβολαιογραφικές πράξεις ορισμού εκπροσώ¬ 
που και αναπληρωτή, σύμφωνα με την ανωτέρω παρά¬ 


γραφο 2.ε και τα άρθρα 39 και 70 παράγραφοι 2 και 4 
του παρόντος. 

δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
τα επιπλέον του αρχικού αναδόχου μέλη της κατασκευ¬ 
αστικής κοινοπραξίας δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή προκειμένου για 
επιχείρηση με έδρα εκτάς Ελλάδας, σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει απά παράμοια δι¬ 
αδικασία προβλεπάμενη απά τη νομοθεσία της έδρας 
της. 

ε) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμε- 
τάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα τα οποία 
στε-ρούν το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία, 
όπως καθορίζονται κάθε φορά στη διακήρυξη δημοπρά- 
τησης του συγκεκριμένου έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά 
πρέπει να έχουν εκδοθεί απά την αρμάδια εισαγγελική 
αρχή ή την αντίστοιχη δημάσια αρχή (επί επιχειρήσεων 
με έδρα εκτός Ελλάδας, μη εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) 
και αφορούν στα εξής φυσικά πράσωπα: 

ί) επί ατομικής επιχείρησης, στο πράσωπο που ανήκει 
αυτή, 

ϋ) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές, 
ίίί) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές, 
ίν) επί Α.Ε. στον πράεδρο του διοικητικού συμβουλίου 
και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
ν) στον εκπράσωπο της κατασκευαστικής κοινοπρα¬ 
ξίας και στον αναπληρωτή του. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του νάμιμου εκπροσώπου της 
εργοληπτικής επιχείρησης άτι δεν της επιβλήθηκε για 
πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία της στερεί το 
δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία. 

ζ) Βεβαιώσεις των αρμόδιων οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης (βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημεράτητας), 
απά τις οποίες να αποδεικνύεται άτι κάθε επιπλέον 
του αρχικού αναδάχου μέλος της κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
άσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνι¬ 
κής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας άπου είναι 
εγκατεστημένος. 

η) Βεβαιώσεις των αρμάδιων φορολογικών αρχών (βε¬ 
βαιώσεις φορολογικής ενημερότητας), από τις οποίες 
να αποδεικνύεται ότι κάθε επιπλέον του αρχικού ανα¬ 
δάχου μέλος της κατασκευαστικής κοινοπραξίας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την 
πληρωμή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελλη¬ 
νική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε επιπλέον του αρχικού ανα¬ 
δάχου μέλους της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, για 
το ύψος του ανεκτέλεστου μέρους των εργολαβικών 
της συμβάσεων δημόσιων έργων. 

4. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενημερότητας 
πτυχίου» σε ισχύ δεν προσκομίζουν όσα από τα ανω¬ 
τέρω δικαιολογητικά προσκομίστηκαν για την έκδοση 
της ενημερότητας πτυχίου. 

5. Η διευθύνουσα υπηρεσία οφείλει να διαβιβάσει αμέ¬ 
σως στην προϊσταμένη αρχή την αίτηση του αναδάχου 
και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία, μαζί με αιτιολογη¬ 
μένη εισήγησή της για την έγκριση ή μη της σύστασης 
της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Επί της αιτήσεως 
αποφασίζει η προϊσταμένη αρχή, μέσα στην αποκλει- 
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στική προθεσμία του ενός (1) μηνός, που ορίζεται στις 
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 66 του παρόντος. Αν κατά 
την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, μπο¬ 
ρεί να προσκληθεί ο ανάδοχος για τη συμπλήρωσή τους. 
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ανασταλεί η ανωτέρω 
προθεσμία, μέχρι τη συμπλήρωση των ελλείψεων και 
την υποβολή των δικαιολογητικών που λείπουν. 

6. Η προϊσταμένη αρχή, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί 
να μην εγκρίνει τη σύσταση της κατασκευαστικής κοινο¬ 
πραξίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται 
μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως 
από την υπηρεσία του μητρώου του άρθρου 92 του 
παρόντος, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, που μετέχουν στην κατα¬ 
σκευαστική κοινοπραξία (εκτός από τον ανάδοχο), για 
την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου. Η απόφαση 
αυτή της προϊσταμένης αρχής, περί μη έγκρισης της 
σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, εκδίδεται 
μόνο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της παραγρά¬ 
φου 5 και κοινοποιείται αμέσως στη διευθύνουσα υπη¬ 
ρεσία, καθώς και στον ανάδοχο, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του παρόντος. Πριν από την ολοκλήρωση της 
ανωτέρω κοινοποίησης, και πάντως μέσα στην ανωτέρω 
αποκλειστική προθεσμία, αν εκδοθεί αρνητική απόφα¬ 
ση, η προϊσταμένη αρχή γνωστοποιεί στη διευθύνουσα 
υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως εσωτερικό 
σημείωμα, τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνικώς) το γεγονός 
ότι εκδόθηκε η απόφαση και τα στοιχεία αυτής, για την 
επέλευση των συνεπειών της παραγράφου 7. 

7. Η προϊσταμένη αρχή και η διευθύνουσα υπηρεσία 
υποχρεούνται ύστερα από σχετική αίτηση του αρχικού 
αναδόχου ή του εκπροσώπου της κατασκευαστικής κοι¬ 
νοπραξίας, που υποβάλλεται μετά από την παρέλευση 
της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 5, να 
του γνωστοποιήσουν εγγράφως αν εκδόθηκε ή δεν 
εκδόθηκε μέσα στην προθεσμία απόφαση για τη μη 
έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Σε περί¬ 
πτωση μη χορήγησης απάντησης το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας, τεκμαίρεται η έγκριση 
της κοινοπραξίας, εκτός αν σε αυτήν μετέχουν μέλη που 
δεν ανήκουν σε καλούμενες από τη διακήρυξη τάξεις και 
κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. ή παραβιάζονται οι περιορισμοί 
που προβλέπει το άρθρο 66 του παρόντος ως προς 
την κατανομή των ποσοστών συμμετοχής. Σε περίπτω¬ 
ση μη έγκρισης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ο 
ανάδοχος μπορεί να προσβάλει τη σχετική απόφαση 
με αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 76 του 
παρόντος, μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθε¬ 
σμία, η οποία αρχίζει από την πλήρη κοινοποίηση της 
απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6. 

8. Η απόφαση της προϊσταμένης αρχής, με την οποία 
εγκρίνεται η σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξί¬ 
ας, κοινοποιείται αμέσως στον εκπρόσωπο αυτής, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος, καθώς και 
στη διευθύνουσα υπηρεσία, μαζί με επικυρωμένο αντί¬ 
γραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας. 

Εάν η έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας 
γίνει αυτοδικαίως κατά τις διατάξεις των τρίτου και 
τέταρτου εδαφίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 
1 του άρθρου 66 του παρόντος, η διευθύνουσα υπηρεσία 
οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που θα το 


ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος αυτής, να εκδώσει 
σχετική βεβαίωση για την ανάληψη του έργου από αυ¬ 
τήν, προς χρήση ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών, 
ελεγκτικών ή άλλων αρχών, χορηγώντας του και επι¬ 
κυρωμένο αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού 
σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. 

9. Στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία εκ¬ 
δίδει η διευθύνουσα υπηρεσία, εν σχέσει με το έργο, 
καθώς και στις κάθε είδους βεβαιώσεις για την εμπειρία 
από την κατασκευή του έργου και για το ανεκτέλεστο, 
αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την 
ανάληψη του έργου απά την κατασκευαστική κοινοπρα¬ 
ξία, σύμφωνα με άσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 66 του παρόντος. 

10. Μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη έγκριση της κατα¬ 
σκευαστικής κοινοπραξίας, ο ανάδοχος υποκαθίσταται 
από αυτήν στην κατασκευή του έργου. Με αίτηση της 
εγκεκριμένης κατασκευαστικής κοινοπραξίας αντικα¬ 
θίστανται οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου που είχε 
χορηγήσει ο αρχικός ανάδοχος, εφαρμοζομένων ανα- 
λόγως των σχετικών διατάξεων, άπως των άρθρων 35 
και 39 της παραγράφου 1 του παράντος. 

Άρθρο 68 
Υπεργολαβία 

1. Όταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ 
του αναδάχου δημόσιου έργου και εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 80 του παρόντος για την κατασκευή μέρους του 
έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργο¬ 
λαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριμένος» με τις 
συνέπειες του παρόντος, μετά από έγκριση του κυρίου 
του έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν 
οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για 
την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και ανήκει 
σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με το ποσά 
της σύμβασης υπεργολαβίας και 

β) Ο ανάδοχος, πριν απά την εγκατάσταση του υπερ- 
γολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του 
έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση υπεργο¬ 
λαβίας. 

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστά 
τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού 
της σύμβασής του με τον κύριο του έργου ή τον φορέα 
κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις 
υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί. 

Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορούν 
με απάφασή τους, που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστι¬ 
κή προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών απά την ανωτέ¬ 
ρω γνωστοποίηση, να μην εγκρίνουν την υπεργολαβία 
αυτή. 

Στα έργα με προϋπολογιζόμενη δαπάνη μεγαλύτερη 
του ορίου εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής 
Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποχρεώσει με 
τη διακήρυξη τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση 
που αναδειχθούν ανάδοχοι, να αναθέσουν σε τρίτους 
υπεργολάβους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά 
μέγιστο όριο το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η διακήρυξη αναφέρει 
τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από τους διαγω- 
νιζόμενους για την απόδειξη της συνεργασίας. Κατά την 
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υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει 
να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση, εψαρμσζσ- 
μένης κατά τα λσιπά της κείμενης νομσθεσίας για την 
έγκριση της υπεργσλαβίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία 
μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο και κατ’ 
αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής 
σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή 
άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της 
υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός 
λόγος. Η διευθύνουσα υπηρεσία υπσχρεούται να κινήσει 
τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν 
συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύμβαση. 

2. Η έγκριση της υπεργσλαβίας έχει τις εξής συνέ¬ 
πειες: 

α) Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως 
αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιμολόγια που εκδίδονται 
από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας και του ορίου 
του ανεκτέλεστου μέρους εργολαβιών δημόσιων έργων 
του υπεργολάβου. 

β) Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως 
αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιμολόγια που εκδίδονται 
από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο αψαιρείται 
από το ανεκτέλεστο του αναδόχου. Για το ποσό της 
σύμβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ 
τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό 
εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται 
στο μισό τσυ χρόνσυ επίβλεψης. 

Άρθρσ 69 

Όρσι και διαδικασία έγκρισης υπεργολαβίας 

1. Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου 
με τις συνέπειες της παραγράφου 2 του άρθρου 68, υπο¬ 
βάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία καινή αίτηση του 
αναδόχου και του υπεργολάβου. Ως προς την υποβολή 
της αίτησης και τσ ελάχιστα περιεχόμενο του συμφω¬ 
νητικού σύναψης σύμβασης έργου μεταξύ του αναδόχου 
και του υπεργολάβου, εφαρμόζονται αναλογικώς όσα 
ορίζσνται στην παράγραφσ 1 του άρθρου 67 του πα¬ 
ρόντος. Επιπλέον στο συμφωνητικό της υπεργσλαβίας 
πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή 
το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, 
καθώς και η αξία της σύμβασης υπεργσλαβίας. 

2. Η απόφαση έγκρισης ή μη της σύναψης της σύμβα¬ 
σης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα στην αποκλειστική πρσ- 
θεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζεται στην 
παράγραφσ 1 του άρθρου 68 του παρόντος ως προς δε 
την κοινοποίησή της, καθώς και για την έκδσση σχετι¬ 
κής βεβαίωσης, για την αυτοδίκαιη έγκριση και για τα 
εκδιδόμενα από την Υπηρεσία πιστσποιητικά Μ.Ε.Κ. και 
Μ.Ε.ΕΠ. και τις κάθε είδους σχετικές βεβαιώσεις ισχύσυν, 
εφαρμσζόμενα αναλογικώς, όσα ορίζονται στις παρα- 
γράφσυς 5, 6 και 8 τσυ άρθρου 67 του παρόντος. 

Άρθρο 70 

Πτώχευση, θάνατσς 

1. Αν σ ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται 
αυτσδίκαια. 

2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα 
μέλη της κσινοπραξίας εφαρμόζσνται σι διατάξεις της 
παρσύσας παραγράφου. 


Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει 
το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς τον 
κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεω¬ 
τικά για το σύνολο του έργου από το άλλο μέλος μόνο, 
το οποίο αναλαμβάνει έναντι του κυρίου του έργου όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώ- 
χευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση. 
Αν τα μέλη της κοινσπραξίας ήταν περισσότερα από 
δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι του κυρίου του 
έργου από τα λοιπά μέλη. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρε¬ 
ώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το 
έργο έναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά 
τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος 
αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευ¬ 
σης δύο ή περισσότερων μελών της κσινοπραξίας. Αν 
κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα 
μέλη της κσινσπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται 
σε κίνδυνσ η πρσσήκσυσα εκτέλεση της εργολαβικής 
σύμβασης, ο κύριος του έργου μπορεί κατά την κρίση 
τσυ να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γί αυτόν. 

3. Αν ο ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και απο- 
βιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται αυ- 
τσδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την πρσϊσταμένη αρχή 
η απσπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους, 
οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τσυ αναδόχου. Η έγκρι¬ 
ση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρσνόμων πσυ 
πρέπει να υπσβληθεί μέσα σε ανατρεπτική πρσθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από τσ θάνατσ του αναδόχου. 

4. Σε περίπτωση θανάτσυ ενός ή περισσότερων φυσι¬ 
κών προσώπων που μετείχαν στην κσινοπραξία με τις 
ατσμικές τσυς επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παρούσας παραγράφσυ. Αν μέλη της κσινοπραξίας 
ήταν δύο φυσικά πρόσωπα πσυ μετείχαν σε αυτήν με 
τις ατσμικές τσυς επιχειρήσεις και πεθάνει σ ένας, η 
κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο 
του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για τσ σύνσ- 
λο του έργου υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που 
αναλαμβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι 
σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ 
των κληρονόμων του θανόντα και του άλλου μέλους 
της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν 
περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ 
των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στον κύριο του 
έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τσυ θα- 
νόντος, πσυ πρσκύπτουν από την εργσλαβική σύμβαση, 
ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
των προηγούμενων εδαφίων. 

Άρθρο 71 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή 
τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στη διευθύ- 
νουσα υπηρεσία αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν 
υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες πσυ προβλέπσνται 
στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχσυν περατωθεί, σπότε 
αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για 
εκτέλεση. Αν σι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστά¬ 
μενος της διευθύνουσας υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση 
για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση πε¬ 
ράτωσης των εργασιών). Την έκδοση της βεβαίωσης 
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μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη 
των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Η βεβαί¬ 
ωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την 
παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. 

2. Αν στις εργασίες πσυ έχσυν περατωθεί διαπιστω¬ 
θούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν 
τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της 
διευθύνουσας υπηρεσίας γνωστοπσιεί με διαταγή του 
προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί 
και τάσσει εύλσγη προθεσμία για την απσκατάστασή 
τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 
εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των 
ελλείψεων και αναφέρει τσ χρόνσ που περατώθηκε το 
έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατά¬ 
στασης. 

3. Αν σι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις 
που διαπιστώθηκαν δεν είναι επσυσιώδεις ή αν δεν πε- 
ρατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα σι εργασίες 
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμψωνα με 
την προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται, ανάλογα 
με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 
του παρόντος. 

Άρθρο 72 

Διοικητική παραλαβή για χρήση 

1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παρα¬ 
λαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν πε¬ 
ρατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη 
διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής. 

2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο 
μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρε¬ 
σίας, του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν το έργο 
παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον 
φορέα κατασκευής τσυ συμπράττει στο πρωτόκολλο 
και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδσχος 
κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με 
σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. 
Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των 
τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνσπτική 
περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 

3. Η κατά την πρσηγσύμενη παράγραφο διοικητική 
παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την περά- 
τωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων 
του, αν αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη. 
Αν δεν υπάρχει τέτσια πρόβλεψη, μπσρεί η δισικητική 
παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύ- 
νουσας υπηρεσίας. 

4. Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των 
εργασιών παράλληλα πρσς τη χρήση του έργου, δεν 
απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο 
ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση 
των εργασιών. 

5. Η δισικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει 
τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
τσυ έργσυ. 

Άρθρσ 73 

Πρσσωρινή παραλαβή του έργου 

1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών τσ 
έργσ παραλαμβάνεται πρσσωρινά. Με την πρσσωρι- 
νή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες πσσστικά και 


πσιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων 
παραλαμβάνσνται μαζί με τις εργασίες της αρχικής 
σύμβασης. 

2. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) 
μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, εφόσον 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του 
έργου μέσα σε δύσ (2) μήνες από την πιο πάνω περάτω¬ 
ση. Αν η τελική επιμέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο 
μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια 
της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής 
επιμέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από 
τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παρα¬ 
λαβής αρχίζει από την κσινοπσίηση στον ανάδοχο της 
τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. 
Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή τσ πρωτόκολλο δεν 
εγκριθεί μέσα στις πισ πάνω προθεσμίες, η παραλαβή 
θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) 
ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής 
όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα 
υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής τσυ έργου οι 
προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του 
παρόντος πειθαρχικές ποινές. 

3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η 
προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού 
προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώ¬ 
σει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της 
τελικής επιμέτρησης. Η επιτρσπή είναι τριμελής, όταν 
όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν 
μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν 
σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη 
φύση τσυ έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων 
τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους 
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρό¬ 
κειται να χρησιμοποιήσει τσ έργσ είναι άλλσς από την 
υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή 
μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύ¬ 
ονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. 
Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την 
παραλαβή με πρωτσβσυλία και ευθύνη του προέδρου 
της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον 
τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέρ¬ 
γειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. 
Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή 
μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο 
υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία 
των λόγων της αδυναμίας υπσγραφής. 

4. Η επιτρσπή παραλαβής παραλαμβάνει τσ έργο 
ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν την 
επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, 
καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής 
επιμέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγ¬ 
χους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις 
στις πσσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της 
για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση 
των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των 
εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά 
το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει 
στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις 
εργασίες πσυ κρίνσνται απορριπτέες ή ελαττωματικές, 
που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά 
με μείωση της τιμής τους. 
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5. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. 
Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία 
του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση 
πσυ σ ανάδοχσς αρνείται την υπσγραφή του πρωτο¬ 
κόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με 
τα σριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του 
παρόντος. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της δι- 
ευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται 
μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 76 
του παρόντος, υπολογιζόμενη από την υπογραφή του 
με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η 
προσωρινή παραλαβή αλσκληρώνεται με την έγκριση 
του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή. Αυτή 
μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι 
να απακατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα 
που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε έναν (1) 
μήνα από την πλήρη απσκατάσταση. 

6. Οι διατάξεις ταυ παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων 
έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή 
χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς 
επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία 
δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και 
έκπτωσης. 

7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλα¬ 
βή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/ 
οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β') τσυ Υφυπσυργού Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

Άρθρσ 74 

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 

1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τσν οποίο ο ανάδοχος 
φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συ¬ 
ντήρησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 58 παράγραφος 
1 και 75 παράγραφος 2 του παρόντος και μετά την 
πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 
ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες. Σε εντελώς 
ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να 
ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχσμένως 
και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος 
από τρία (3) έτη. Για έργα προϋπολογισμού υπηρεσίας 
μέχρι ταυ ορίου που γίνονται δεκτές στις δημσπρασίες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις Α2 τάξης, εφόσσν η φύση 
των εργασιών τσ επιτρέπει ή για έργα παυ δεν νσείται 
μακρσχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα συμβατικά 
τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των 
δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από 
τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε 
δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο 
η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που 
υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε 
η τελική επιμέτρηση. 

2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντή¬ 
ρησης ο ανάδοχσς είναι υπαχρεωμένος να επιθεωρεί 
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανσποιητική κα¬ 
τάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες 
για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελού- 
νται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται 
στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελσύνται από 
την υπηρεσία. 


Αν σ ανάδοχας παραλείπει τις υποχρεώσεις τσυ για 
τη συντήρηση των έργων κατά τσ χρόνο εγγύησης, οι 
απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 
υπηρεσία με οπσιονδήπστε τρόπσ σε βάρος και για 
λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. 

Άρθρο 75 

Οριστική παραλαβή 

1. Στην αριστική παραλαβή εφαρμόζονται αι διατάξεις 
για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5 και 
6 τσυ άρθρου 73 του παρόντος. 

2. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την πρσσωρι- 
νή και την πάροδσ του χρόνου υποχρεωτικής από τον 
ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε 
δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του παρόντος. Αν η οριστική 
παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθε¬ 
σμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα 
(30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχε¬ 
τικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται 
στα υπαίτια όργανα τσυ φορέα κατασκευής του έργου 
οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 
40 του παρόντος πειθαρχικές ποινές. Αν η προσωρινή 
παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την αριστική πα¬ 
ραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και ορι¬ 
στική παραλαβή. 

3. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή 
κατάσταση των εργασιών. 

4. Μετά την οριστική παραλαβή τσυ έργου ο ανάδο¬ 
χος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη 
μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις 
τσυ αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή. 

5. Οι διατάξεις της προηγσύμενης παραγράφου και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 176 του παρόντος εφαρ¬ 
μόζονται είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγ¬ 
ματικά είτε συντελεσθεί αυτσδίκαια. 

6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί 
την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του 
αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση. 

7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και δια- 
πιστωθαύν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες 
των εργασιών πσυ εκτελέσθηκαν σ ανάδοχος έχει υπο¬ 
χρέωση να επιστρέφει τσ εργολαβικό αντάλλαγμα που 
τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

8. Απαραίτητα στοιχεία για την οριστική παραλαβή 
κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρσ 76 

Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας 

1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνου- 
σας υπηρεσίας, πσυ πρσσβάλλουν έννομσ συμφέρσν 
τσυ αναδόχσυ, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με 
κατάθεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε ανατρε¬ 
πτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοι- 
νοπσίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, 
εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαψαρετικά 
σταν παρόντα Κώδικα. 

2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περί- 
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πτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την 
απόφασή της μέσα σε δύσ (2) μήνες από την κατάθεση 
της ένστασης. 

3. Αν η ένσταση απορρίφθεί στο σύνολό της ή μερικώς 
ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της προη¬ 
γούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει 
αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) 
μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την 
άπρακτη πάροδο του διμήνου. Η έκδοση ή κοινοποί¬ 
ηση απόφασης επί της ενστάσεως, μετά την πάροδο 
του διμήνου, δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω 
προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτη¬ 
ση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή 
πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του 
έργου, εφάσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δη- 
μιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση 
και η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση 
της αίτησης θεραπείας αρχίζει απά την κοινοποίηση 
της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. 

4. Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει 
συνταχθεί με ορισμένο τύπο, πρέπει άμως να περιλαμ¬ 
βάνει μνεία της πράξης ή της παράλειψης κατά της 
οποίας στρέφεται, σύντομο ιστορικά της σύμβασης και 
της διαφωνίας, τους λάγους στους οποίους στηρίζει τις 
απόψεις του αυτός που υποβάλλει την αίτηση και τέλος 
συγκεκριμένα και με σαφήνεια τα αιτήματά του. 

5. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργά 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων και 
η επίδοσή της γίνεται πάντοτε με δικαστικά επιμελητή, 
κοινοποιείται δε και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει 
την προσβαλλάμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται 
για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γί¬ 
νεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

6. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται απά αντίγραφα 
της πράξης απά την οποία προήλθε η διαφωνία, της 
ένστασης που υποβλήθηκε κατ’ αυτής και της πράξης 
ή απάφασης κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση, αν 
κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απάφαση. 

7. Η διευθύνουσα υπηρεσία και η αρμόδια για την έν¬ 
σταση προϊσταμένη αρχή υποχρεούνται να διαβιβάσουν 
στην αρμάδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία το 
φάκελο της υπάθεσης που περιλαμβάνει πάντοτε τα 
συμβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Τα συμβατικά τεύχη 
μπορεί να τα προσκομίσει και αυτάς που υποβάλλει 
την αίτηση. 

8. Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος 
του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. Αν η αρμοδιό¬ 
τητα για την απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας ασκείται 
από όργανο του φορέα, επί αιτήσεων θεραπείας του 
προηγούμενου εδαφίου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουρ- 
γάς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων. 

9. Αν δεν είναι το Δημόσιο κύριος του έργου, αντίγρα¬ 
φο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον αντισυμβαλ¬ 
λόμενο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοσή της 
στον Υπουργό, διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεω¬ 
ρείται σαν να μην έχει ασκηθεί. Ο αντισυμβαλλάμενος 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενάς (1) μηνάς μπορεί 
να υποβάλει στον Υπουργά Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημάσιων Έργων τις τυχάν αντιρρήσεις του 
επί αιτήσεως θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρ¬ 
ρήσεων δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των όσων 
προβάλλονται στην ένσταση ή την αίτηση θεραπείας. 


τα οποία μπορεί ο ενδιαψεράμενος να αποκρούσει για 
πρώτη φορά στο Δικαστήριο. 

10. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, 
αυτάς που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας υποχρεού- 
ται να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων επικυρωμένο αντίγραφο 
του αποδεικτικού εμπρόθεσμης επίδοσης της αίτησής 
του αυτής στον αντισυμβαλλόμενο. Η υποβολή του εν 
λόγω αντιγράφου γίνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών απά την επίδοση της αίτησης θεραπείας στον 
αντισυμβαλλάμενο. Οι αιτήσεις θεραπείας στην περί¬ 
πτωση αυτή δεν εισάγονται για συζήτηση στο αρμάδιο 
Τεχνικά Συμβούλιο πριν περάσει η προθεσμία της προ¬ 
ηγούμενης παραγράφου για υποβολή αντιρρήσεων. Οι 
αντιρρήσεις συζητούνται μαζί με την αίτηση θεραπείας, 
με τις οποίες συζητούνται και εξετάζονται και οι τυχόν 
αντίθετες για το ίδιο θέμα αιτήσεις θεραπείας. Σε πε¬ 
ρίπτωση αντίθετων αιτήσεων θεραπείας, όταν αρμόδιος 
να αποφασίσει επί αιτήσεως θεραπείας του κυρίου του 
έργου είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημάσιωνΈργων, σύμφωνα με την παράγραφο 9, η 
αρμοδιάτητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και ΔημάσιωνΈργων επεκτείνεται και στη συνε- 
ξεταζάμενη αντίθετη αίτηση θεραπείας του αναδάχου, 
έστω και αν διαφορετικά αρμόδιο να αποφασίσει για 
την τελευταία αυτή αίτηση θεραπείας θα ήταν όργανο 
του κυρίου του έργου. 

11. Προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο 
τεχνικό συμβούλιο η αρμόδια για την εισήγηση υπηρε¬ 
σία, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Συμβουλί¬ 
ου καλεί με έγγραφη πρόσκλησή της τον ανάδοχο να 
παραστεί, σε ορισμένη ημέρα και ώρα και πάντως άχι 
νωρίτερα από δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της 
πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδο¬ 
τημένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συμβουλίου, 
για να υποστηρίξει τις απόψεις του και να δώσει κάθε 
σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από 
τα μέλη του συμβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος. Κατά 
τη συζήτηση καλείται επίσης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και ο κύριος 
του έργου που υποβάλλει αίτηση θεραπείας ή αντιρ¬ 
ρήσεις κατ’ αυτής. 

12. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν 
παρέστη ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική 
μνεία στα πρακτικά του συμβουλίου και το συμβούλιο 
προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας και 
χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρμόζονται και όταν 
κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου που άσκησε 
αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις. 

13. Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει με την 
προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της 
αρμάδιας υπηρεσίας προς το συμβούλιο. Η εισήγηση 
ερευνά πρώτα το εμπράθεσμο της αίτησης θεραπείας, 
της ένστασης που τυχάν προηγήθηκε, της επίδοσης 
της αίτησης θεραπείας στον αντισυμβαλλάμενο, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια επίδοση, καθώς και 
των αντιρρήσεων του αντισυμβαλλομένου, αν έχουν 
υποβληθεί αντιρρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζει την ου¬ 
σιαστική βασιμάτητα της αίτησης θεραπείας, ανάλογα 
με τους περιεχόμενους σε αυτή λόγους και τα προβαλ¬ 
λόμενα σχετικά αιτήματα. Αν η αίτηση έχει οικονομικό 
αντικείμενο, η εισήγηση περιλαμβάνει εκτίμηση αυτού. 
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Την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης ακσλσυθεί 
συζήτηση για την πλήρη ενημέρωση των μελών του 
συμβουλίου στην υπόθεση. Στη συνέχεια καλείται να 
ακουσθεί αυτός που άσκησε την αίτηση θεραπείας και 
αυτός που τυχόν υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του 
συμβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδε¬ 
χόμενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόμενοι 
αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το συμβού¬ 
λιο, το οποίο μετά το τέλος της συζήτησης γνωματεύει 
αιτολογημένα για την υπόθεση. 

14. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει ο Υπουρ¬ 
γός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 
ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) μηνών από την επίδοση της αίτη¬ 
σης θεραπείας. 

15. Αν η αίτηση θεραπείας απορρίφθεί με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσι¬ 
ων Έργων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποι¬ 
ήσει την απόφασή του μέσα στην τρίμηνη προθεσμία 
της παραγράφου 14, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την 
αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστή¬ 
ριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Η 
κοινοποίηση της απόφασης γίνεται μέσα στην ανωτέρω 
τρίμηνη προθεσμία. Σε περίπτωση που τα αρμόδια υπη¬ 
ρεσιακά όργανα δεν προσκομίσουν μέχρι το δεύτερο 
δεκαήμερο του τρίτου μήνα το σχέδιο απόφασης επί 
της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων ή το αρμόδιο όργανο 
των άλλων φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επι¬ 
βάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο 
άρθρο 40 του παρόντος. 

16. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εμπρόθεσμη, ο Υπουρ¬ 
γός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων 
μπορεί να εκδώσει την απόφασή του και μετά την πά¬ 
ροδο της προθεσμίας της παραγράφου 14, αλλά οπωσ¬ 
δήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής, εφόσον 
δεν έχει λήξει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής 
ή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σχετική προσφυγή και δεν 
έχει ακόμα εκδοθεί επί της προσφυγής αυτής απόφαση 
του Δικαστηρίου. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν υπόκειται σε 
κανένα ένδικο μέσο και είναι εκτελεστή μόνο αν την 
αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας 
και παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής 
και από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή τσυ. Η αποδοχή 
μπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μη¬ 
νάς από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής 
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν εκδοθείσα από¬ 
φαση του εφετείου κατισχύει. 

17. Όπου σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων νοού¬ 
νται και οι άλλες αρχές, οι οποίες σύμφωνα με τις κάθε 
φορά ισχύουσες διατάξεις αποφασίζουν επί αιτήσεων 
θεραπείας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 8. 

18. Όι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 εφαρ¬ 
μόζονται και στις περιπτώσεις αποφάσεων ή εγκρίσεων 
των αρχών ή οργάνων όλων των φορέων του ευρύτε¬ 
ρου δημόσιου τομέα που αναφέρονται στις συμβάσεις 
ανάθεσης και εκτέλεσης δημσσίων έργων. Αρμόδιος 
Υπουργός είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και ΔημόσιωνΈργων. 


Άρθρο 77 

Δικαστική επίλυση διαφορών 

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 
που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου 
έργου επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικο¬ 
νομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. 
Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διάκριση 
μεταξύ των ενδίκων βοηθημάτων της προσφυγής και 
της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές 
του παρόντος Κώδικα. 

2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφο¬ 
ρών αυτών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της 
περιφέρειας στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση 
αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο εκτελείται 
στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρμό¬ 
διο καθίσταται εκείνο που ορίζει ο Πρόεδρος του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας ή του Αρείου Πάγου, ύστερα 
από αίτηση εκείνου που ενδιαφέρεται να ασκήσει την 
προσφυγή. 

3. Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεω¬ 
τικά αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 76, διαφορετικά η προσφυγή κηρύσσεται απα¬ 
ράδεκτη. Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινο¬ 
ποίηση της απόφασης που εκδόθηκε επί της αιτήσεως 
θεραπείας ή από τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας της 
παραγράφου 14 του άρθρου 76 του παρόντος. Εάν το 
έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων 
εφετείων, η αίτηση για τον καθορισμό του αρμόδιου 
εφετείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, υποβάλλεται 
μέσα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική πρσθεσμία. Στην 
περίπτωση αυτή η δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για 
άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δημοσίευση της από¬ 
φασης του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του 
Αρείου Πάγου. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς 
προδικασίας στις περιπτώσεις που ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικη¬ 
τικής πράξης ή παράλειψης. 

4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται 
όσο το δυνατόν συντομότερα. Όι διάδικοι υποχρεού- 
νται να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα 
τα αποδεικτικά μέσα. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη 
και αποδεικτικά μέσα πσυ δεν πληρσύν τσυς όρους 
του νόμου. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί 
στο διοικητικό εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση 
αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπό¬ 
θεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει 
ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολο¬ 
κληρώνονται σε μια δικάσιμο, ανεξάρτητα από τη δι¬ 
καιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν 
επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη ημέρα και ώρα 
ενώπιον των ίδιων δικαστών, με προφορική ανακοίνωση 
που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλή- 
τευσης όλων των διαδίκων, των μαρτύρων και εκείνων 
που δεν παρίστανται. 

Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιο¬ 
γράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη μόνο αν έχουν 
δοθεί ύστερα από κλήτευση τσυ αντιδίκσυ τρεις (3) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση 
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και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδί- 
δεται τσ ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφά¬ 
σεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αμέσως 
εκτελεστές. 

6. Η αίτηση αναίρεσης κατά των απσφάσεων ταυ 
πολιτικσύ εφετείσυ επιτρέπεται μόνο για τους λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθμός 1 έως 7, 9,16, 
17,19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν από 
την εκτέλεση της απόφασης πιθανσλογείται κίνδυνος 
βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκο¬ 
λη, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάπσιου από τσυς 
διαδίκους η σλική ή εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης 
της πρσσβαλλόμενης απόφασης, με τσν όρο παροχής 
ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί 
η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης 
από τσ διάδικσ πσυ έχει νικήσει. Για την αίτηση απο- 
φαίνεται, συνεδριάζσντας ως συμβσύλισ, χωρίς υπσ- 
χρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα 
του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, 
το οποίο συγκροτείται από τρία μέλη, στα σποία περι¬ 
λαμβάνεται υπσχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η 
απόφαση της αναστσλής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να 
ανακληθεί, με αίτηση κάπσιου από τους διαδίκους έως 
και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης. 

7. Σε περίπτωση πσυ ο κύρισς τσυ έργσυ ή σ φσρέας 
κατασκευής ασκήσει αναίρεση, με αίτηση τσυ αναδόχσυ, 
μπσρεί μέχρι την εκδίκασή της να γίνει συμβιβασμός. 
Γ ια τσ συμβιβασμό εκδίδεται απόφαση τσυ Υπουργσύ 
Περιβάλλσντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων ή του 
αρμόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δημόσια 
έργα, μετά από γνώμη τσυ αρμόδισυ τεχνικσύ συμβου¬ 
λίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο, ο 
κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής παραιτείται 
από την αναίρεση. 

8. Αν σ ανάδοχσς του έργου είναι κοινοπραξία, η προ¬ 
σφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη 
της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει 
αναγκαστική σμσδικία. 

Άρθρσ 78 

Διαιτητική επίλυση διαφορών 

1. Στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στη με κάθε τρόπο 
καταρτιζόμενη σύμβαση εκτέλεσης έργσυ μπσρεί να 
εγκριθεί και περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας. 

2. Η σχετική έγκριση και οι όροι της διαιτησίας κα- 
θσρίζσνται χωρίς καμία δέσμευση από σπσιαδήπστε 
άλλη διάταξη, με κοινή απόφαση των Υπσυργών Περι- 
βάλλοντσς, Χωρσταξίας και ΔημόσιωνΈργων, Οικσνσμί- 
ας και Οικσνσμικών και τσυ αρμόδιου κατά περίπτωση 
Υπουργού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
Άρθρο 79 

Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία 

1. Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία, όταν συντρέ¬ 
χουν οι σχετικές προϋποθέσεις της περίπτωσης β' της 
παραγράφσυ 1 τσυ άρθρου 2 του παρόντος, αποφασί- 
ζεται από την προϊσταμένη αρχή μετά από εισήγηση 
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η δι¬ 
άρθρωση των υπηρεσιών, το τυχόν υπάρχον εργατοτε¬ 


χνικό προσωπικό, σ διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός 
και γενικά η οικονομία της κατασκευής. Η διευθύνσυσα 
υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ως επιβλέποντα και 
άλλους υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. 
Με μέριμνα της υπηρεσίας συντάσσεται χρσνσδιάγραμ- 
μα και αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής. Συντάσσεται 
επίσης πρσμέτρηση των απαιτούμενων υλικών, πρσ- 
γραμ- ματίζεται σ αριθμός, σι ειδικότητες και η διάρκεια 
απασχόλησης τσυ εργατοτεχνικού προσωπικσύ, καθώς 
και ο αριθμός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης 
τσυ μηχανικσύ εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για 
την εκτέλεση τσυ έργσυ. 

2. Ο απαιτσύμενσς αριθμός τσυ προσωπικσύ και των 
μηχανημάτων, σι πσσότητες των υλικών, ο τρόπος και 
ο ρυθμός απασχόλησης τσυ πρσσωπικού, ανάλωσης 
υλικών, μίσθωσης και χρήσης μηχανημάτων και όλα τα 
άλλα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία 
εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο αριθμός 
των μηχανημάτων έργων των οπαίων η αγσρά είναι 
τυχόν αναγκαία για την κατασκευή τσυ έργσυ εγκρίνε- 
ται από την πρσϊσταμένη αρχή από την σποία επίσης 
εγκρίνεται και ο τρόπος εκμετάλλευσης των μηχανη¬ 
μάτων μετά τη χρήση τσυς στσ έργο. 

3. Το απαιτούμενο προσωπικό πρσσλαμβάνεται σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύσυσες για το φορέα κατασκευής σχε¬ 
τικές διατάξεις. Απαιτσύμενο πρσσωπικό μπορεί και ο 
κύριος του έργου να διαθέσει ή να προσλάβει σύμφωνα 
με τις ισχύσυσες γί αυτόν διατάξεις. Στσ πρσσωπικό 
αυτό μπσρεί να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και εργα- 
τοτεχνικό πρσσωπικό σποιασδήπστε ειδικότητας ανα¬ 
γκαίας για την κατασκευή και την τεχνικσσικσνσμική 
διοίκηση του έργου. 

4. Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις κα- 
ταβάλλσνται, με βάση νόμιμα δικαιολογητικά, όλες σι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο όπως 
είναι οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι σχετικές εργοδσ- 
τικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγούμενης 
παραγράφου, οι δαπάνες προμήθειας μηχανημάτων και 
εξοπλισμού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, 
αποθήκευσης, μεταφσράς και χρήσης τους, τα μισθώ¬ 
ματα μηχανημάτων, τα ασφάλιστρα και σι δαπάνες λει¬ 
τουργίας τους, οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών και τσ 
αντάλλαγμα για την υπεργσλαβική εκτέλεση εργασιών 
με υλικά ή χωρίς υλικά (φατσύρα). 

5. Γ ια την αγσρά των υλικών και μηχανημάτων, τη 
μίσθωση μηχανικσύ εξσπλισμού ή την εκτέλεση μεταφο¬ 
ρών, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν 
κάθε φορά το φορέα κατασκευής. Γ ια την ανάδειξη 
εργσλάβων επί μέρσυς εργασιών που περιλαμβάνονται 
στην απολογιστική εκτέλεση, εφαρμόζσνται οι διατάξεις 
του παρόντος Κώδικα. 

6. Κατά την εκτέλεση έργσυ με αυτεπιστασία τηρείται 
με ευθύνη της υπηρεσίας ημερσλόγιο ανάλογα με το 
επιβαλλόμενο για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλε¬ 
ση εργασιών της παραγράφσυ 9 τσυ άρθρσυ 55 τσυ 
παρόντσς. 

7. Γ ια τις εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία 
συντάσσεται επιμέτρησή τους και απολογισμός της δα¬ 
πάνης. Για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του παρόντος. 
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ΜΕΡΟΣ III 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΜΗΤΡΩΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 80 
Γενικές Διατάξεις 

1. Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να 
αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και 
τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμψωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Οι επιχειρήσεις αυτές μπσρεί να είναι ατσμικές ή 
εταιρείες σποιασδήποτε νσμικής μορφής ή συνεται¬ 
ρισμοί, άπως ειδικάτερα ορίζεται στην παράγραφο 10 
του άρθρου 100 του παράντος. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Λημάσιων 
Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 92 του παράντος για την 
παρακολούθηση της τεχνικής και οικονομικής ικανότη¬ 
τας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων. 

2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ., που έχουν τα ουσιαστικά 
προσόντα, γίνσνται δεκτές στους διαγωνισμούς και 
μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δημοσίων έργων 
σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υπο¬ 
χρεώσεις της χώρας. Σε άλλες περιπτώσεις αλλοδαπές 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνουν δεκτές, 
όταν προκηρύσσεται ειδικός διεθνής διαγωνισμός σύμ¬ 
φωνα με διακήρυξη ή τύπους διακήρυξης που εγκρίνο- 
νται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων. 

3. Για την παρακσλσύθηση της τεχνικής εμπειρίας 
στην κατασκευή έργων των προσώπων που στελεχώ¬ 
νουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις τσυ Μ.Ε.ΕΠ., τη¬ 
ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών 
(Μ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του 
παρόντος. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 
1 και 2, η εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. μιας επιχείρησης και η 
διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθε¬ 
ώρησή της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 96 και 97 τσυ παρόντος, αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτή 
της κατασκευής δημοσίου έργου, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος. 

Άρθρο 81 

Παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν 
την εκτέλεση δημοσίων έργων, υπόκεινται στον έλεγχο 
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξί¬ 
ας και Δημόσιων Έργων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων για παραβάσεις στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους μπορεί να επιβάλει 
στις επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή προστίμου μέ¬ 
χρι ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 


Με απόφαση του αυτού Υπουργού μπορεί να αυξάνε¬ 
ται το ανωτέρω ποσό. 

Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι, 
ιδίως, η κατά την εκτέλεση του έργου έλλειψη προ¬ 
σήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή παράλει¬ 
ψη λήψης μέτρων για την αποκατάστασή του, η μη 
λήψη μέτρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση 
λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην απσκατά- 
σταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα 
πράγματα. Η διοικητική αυτή ποινή είναι ανεξάρτητη 
από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. Το πρόστιμο 
της παραγράφου αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 
Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου 
ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, 
το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Από 
το έσοδο αυτό αποδίδεται στην «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» ποσοστό 
που καθορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπσυργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων και 
Οικονομίας και Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή κα¬ 
θαρίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

2. Το ανωτέρω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, αν πρόκειται 
για επικίνδυνες για το κοινό παραβάσεις ή παραλείψεις. 
Το ίδιο ισχύει και αν η υπαίτια εργοληπτική επιχείρηση 
έχει διαπράξει επανειλημμένα παραβάσεις. Το πρόστιμο 
δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) ευρώ αν η παράβαση δεν ήταν επικίνδυνη 
για το κοινό και η επιχείρηση μέχρι την υποβολή των 
αντιρρήσεών της που προβλέπονται στην παράγραφο 
5 έχει άρει την παράλειψη ή παράβαση και έχει καλέ- 
σει έγκαιρα την αρμόδια υπηρεσία να διαπιστώσει την 
άρση. 

3. Οι πιο πάνω παραβάσεις διαπιστώνονται με έκθεση 
τεχνικού υπαλλήλου της Διεύθυνσης ΔημόσιωνΈργων ή 
της Διεύθυνσης Εκτέλεσης ΣυντήρησηςΈργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) 
της Περιφέρειας στην οποία διαπράττεται η παράβαση 
ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής του έργου ή 
των Διευθύνσεων Κατασκευής Έργων τέως μείζονος 
Πρωτεύουσας της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

4. Η έκθεση συντάσσεται ύστερα από αυτοψία και 
περιλαμβάνει τα στοιχεία του υπαλλήλου που τη συ¬ 
ντάσσει, τα στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης που 
διαπράττει την παράβαση, το έργο που εκτελείται ή 
εκτελέστηκε με μνεία του φορέα κατασκευής, περι¬ 
γραφή της παράβασης, της έκτασης, της διάρκειας και 
των συνεπειών της, μνεία των στοιχείων που θεμελιώ¬ 
νουν την υπαιτιότητα της επιχείρησης και κάθε άλλο 
στοιχείο χρήσιμο για την εκτίμηση της παράβασης και 
επιμέτρηση της ποινής. 

5. Η έκθεση αυτή θεωρείται από τον προϊστάμενο της 
υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος που τη συ¬ 
νέταξε και κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση, 
που μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή αντιρρήσεις. 
Η έκθεση και οι εμπρόθεσμες αντιρρήσεις υποβάλλονται 
αμέσως στη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγ¬ 
γελμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

Με την απόφαση για την υπσβσλή της δισικητικής 
ποινής του προστίμου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και ΔημόσιωνΈργων αποφαίνεται και για τις 
υποβληθείσες αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί 
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τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Λ.Ο.Υ.). 

6. Αντίγραφο της έκθεσης, αμέσως μετά τη θεώρησή 
της, διαβιβάζεται και στην αρμόδια για την εκτέλεση του 
έργου υπηρεσία, για να λάβει τα μέτρα της, σύμψωνα 
με τη σχετική σύμβαση με την υπαίτια επιχείρηση. 

7. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων μπορεί να διατάξει οποιονδήποτε τεχνικό 
υπάλληλο του Υπουργείου να προβεί στη διαπίστωση 
παραβάσεων. Αν ο υπάλληλος ανήκει στην κεντρική 
υπηρεσία του Υπουργείου, η έκθεση θεωρείται από τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο 
υπάλληλος αυτός και σε αυτή τη Διεύθυνση γίνεται και 
η κατάθεση των σχετικών αντιρρήσεων. 

Άρθρο 82 

Πειθαρχικός Έλεγχος 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν 
την εκτέλεση δημοσίων έργων και τα στελέχη των επι¬ 
χειρήσεων αυτών, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για 
κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανόμενων υποχρε¬ 
ώσεων έναντι του κυρίου ή του ψορέα κατασκευής του 
έργου, καθώς και για κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη 
με την εργσλαβική τσυς ιδιότητα και ιδίως για χρή¬ 
ση της βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις, δυστροπία για επανόρθωση σοβαρών 
κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί, έκπτωση, ενσυνεί¬ 
δητη προσπάθεια διαφόρου ποσοτικής εμφανίσεως των 
εκτελεσθεισών εργασιών, ψευδή δήλωση προς τον κύριο 
του έργου όταν αυτή απαιτείται από τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, παράλειψη της υποχρέωσης του αναδόχου για 
την τακτική καταβολή των αποδοχών του προσωπικού 
του εργοταξίου του, παράνομη εκχώρηση του έργου ή 
τμήματος αυτού, ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι έγι¬ 
νε συνεννόηση των συναγωνιζόμενων προς αποφυγή 
πραγματικού συναγωνισμού και κάθε άλλη παράβαση 
των υποχρεώσεων τσυ αναδόχσυ πσυ προβλέπονται 
από την περί δημοσίων έργων νομοθεσία. 

2. Ο πειθαρχικός αυτός έλεγχος, που ασκείται στις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, είναι 
ανεξάρτητος από τον έλεγχο που ασκείται, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αναθεώρηση και 
κατάταξη στις κατηγορίες των έργων και τάξεις του 
Μ.Ε.ΕΠ., από την υπηρεσία τήρησης των Μητρώων της 
Γ.Γ.Δ.Ε. τσυ Υπσυργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων. 

3. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διά- 
πραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές 
και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Οι διοικητικές 
κυρώσεις αυτές είναι: 

α) Ο αποκλεισμός από δημοπρασίες της εργοληπτικής 
επιχείρησης μέχρι έξι (6) μήνες. 

β) Ο υποβιβασμός της τάξης της εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων. 

γ) Η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης ή του στελέχους της από το Μητρώο που τηρεί 
η αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., από έξι (6) μήνες έως 
τρία (3) έτη. 

δ) Η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέ¬ 
χους της από τα τηρούμενα ως άνω Μητρώα. 

Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α' επιβάλλε¬ 
ται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 


τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις 
των περιπτώσεων β', γ' και δ' επιβάλλονται από το 
πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβού¬ 
λιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. Η 
παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈρ- 
γων ή την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ή την προϊσταμένη 
αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του 
άρθρου 87 του παρόντος. 

4. Παρεπόμενη πειθαρχική συνέπεια αποτελεί η επι¬ 
βολή χρηματικής κύρωσης, σε βάρος των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων και των στελεχών τους, στους οποίους 
έχουν ήδη επιβληθεί οι διοικητικές κυρώσεις της πα¬ 
ραγράφου 3. 

Το χρηματικό πρόστιμο της παραγράφου αυτής καθο¬ 
ρίζεται για μεν τη διοικητική κύρωση της περίπτωσης α' 
της παραγράφου 3, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, για δε τις λοιπές δι¬ 
οικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β', γ' και δ', από 
το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 86 του παρόντος. 

5. Για τον καθορισμό της επιβαλλόμενης διοικητικής 
κύρωσης και του αντίστοιχου χρηματικού προστίμου, το 
ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ενάμισι 
εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις, το Πειθαρχικά Συμβούλιο συνεκτιμά ιδίως 
τις συνθήκες διάπραξης της παράβασης, τη δυστροπία 
της εργοληπτικής επιχείρησης για επανόρθωση της 
παράβασης και την τυχόν κατ’ εξακολούθηση διάπραξη 
παρόμοιων παραβάσεων εκ μέρους της ίδιας εργολη¬ 
πτικής επιχείρησης ή των στελεχών της. 

6. Τα ανωτέρω χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων. 

Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου 
ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, 
το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 

7. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η επιβολή παρε¬ 
πόμενων χρηματικών κυρώσεων, το ύψος αυτών, που δεν 
μπορεί να υπερβεί το ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) 
ευρώ και τα όργανα που τις επιβάλλουν, καθώς και η 
σχετική διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν 
γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και 
δευτεροβάθμιων, στα οποία θα συμμετέχουν και εκπρό¬ 
σωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και του Τ.Ε.Ε., 
η πειθαρχική εν γένει διαδικασία, σι δικαισύμενοι να 
ασκήσσυν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, σι 
προθεσμίες και παραγραφές, οι λόγοι αναστολής και 
διακοπής αυτής, οι ειδικότερες σχέσεις προς ενδεχό¬ 
μενες συναφείς αποφάσεις διοικητικών, πολιτικών και 
ποινικών δικαστηρίων, ως και κάθε λεπτομέρεια σχετικά 
με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. 

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που μπορούν να 
αναλάβουν την κατασκευή δημοσίων έργων και δεν είναι 
εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ., εκδίδεται απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων με την οποία ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέ¬ 
ματα με τις διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές 
κυρώσεις. 

8. Η διαδικασία επιβολής του προστίμου της παρα¬ 
γράφου 1 του άρθρου 81 του παρόντος καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημόσιωνΈργων. 




ΦΕΚ116 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1751 


Άρθρο 83 

Λήξη πειθαρχικής ευθύνης 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, 
που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αποβάλει την ιδιό¬ 
τητα αυτή, δεν διώκονται πειθαρχικά, εκτός αν συντρέ¬ 
χει περίπτωση παρεπόμενης χρηματικής κύρωσης σε 
βάρος τους. 

2. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζεται η πειθαρχική δί¬ 
ωξη που έχει αρχίσει. Η δίωξη αυτή διακόπτεται σε 
περίπτωση οριστικής διαγραφής της επιχείρησης ή τσυ 
στελέχους της από τα τηρούμενα Μητρώα ή θανάτου 
ή οριστικής εξόδου από το επάγγελμα. 

Άρθρο 84 
Παραγραφή 

1. Οι πειθαρχικές παραβάσεις των εργσληπτικών επι¬ 
χειρήσεων και των στελεχών τους παραγράφονται μετά 
από δεκαοκτώ (18) μήνες από το χρόνο που διαπρά- 
χθηκαν. 

2. Οι πράξεις που απευθύνονται κατά της εργοληπτι¬ 
κής επιχείρησης ή του στελέχους της για τη δίωξη της 
παράβασης διακόπτουν την παραγραφή. Μέσα όμως 
σε δεκασκτώ (18) μήνες από την πρώτη αυτή διακσπή 
τσυ χρόνου της παραγραφής, πρέπει να έχει εκδοθεί η 
απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
διαφορετικά η παράβαση παραγράφεται. 

3. Πειθαρχική παράβαση η οπσία παραγράφηκε, μετά 
την έκδοση αποφάσεως του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού 
συμβουλίου, μπορεί να ληφθεί υπόψη σαν επιβαρυντική 
περίπτωση στην επιμέτρηση της πσινής κατά την τι¬ 
μωρία άλλης πειθαρχικής παράβασης που διαπράχθηκε 
πριν από την παραγραφή εκείνης. 

4. Οι ποινές που επιβάλλονται ουδέποτε διαγράφο¬ 
νται από το Μητρώο της εργοληπτικής επιχείρησης. 
Οι παραβάσεις που παραγράφονται, μνημονεύονται 
επίσης στσ Μητρώο αυτό. Η μνεία αυτή ουδέποτε δι¬ 
αγράφεται από το Μητρώο, στα χσρηγούμενα όμως, 
μετά από αίτηση της ίδιας εργοληπτικής επιχείρησης, 
πιστοποιητικά πειθαρχικής κατάστασης δεν αναγρά- 
φσνται οι επιβληθείσες ποινές μετά τριετία από την 
τελεσιδικία της πειθαρχικής απόφασης, εκτός αν αυτή 
επέβαλε την πσινή της οριστικής διαγραφής από τα 
τηρούμενα Μητρώα. 

Άρθρο 85 
Δεδικασμένο 

1. Καμία εργοληπτική επιχείρηση ή στέλεχος αυτής 
δεν διώκεται δεύτερη φορά για την ίδια πειθαρχική 
παράβαση. 

2. Για την ίδια πειθαρχική παράβαση μία μόνα ποινή 
επιβάλλεται. 

3. Με την ίδια πειθαρχική απόφαση μία πσινή επι¬ 
βάλλεται, εκτός αν συντρέχει περίπτωση παρεπόμενης 
κύρωσης. 

Άρθρο 86 

Πειθαρχικά Συμβούλια 

1. Για την εκδίκαση, σε πρώτο βαθμό, των πειθαρχικών 
παραβάσεων των εργσληπτικών επιχειρήσεων και των 
στελεχών τους, συνιστάται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, που αποτελείται από: 

α) Έναν (1) τεχνικό υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, Προϊ¬ 
στάμενο Διεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Πε¬ 


ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων, ως 
πρόεδρο. 

β) Τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων. 

γ) Δύσ (2) εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελ¬ 
ματικών εργοληπτικών ενώσεων, που υποδεικνύονται 
σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του 
από το Τ.Ε.Ε.. 

2. Ο πρόεδρος και τα μέλη της περίπτωσης β' ορί¬ 
ζονται με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με 
την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου. 

3. Τα μέλη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και 
οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τις επαγ¬ 
γελματικές εργοληπτικές ενώσεις. Για την υπόδειξή 
τους καλούνται οι σχετικές εργσληπτικές ενώσεις να 
υποδείξουν κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που 
οι διάφορες ενώσεις υπσδείξουν διάφσρα πρόσωπα ως 
μέλη, σ Υπσυργός Περιβάλλσντσς, Χωροταξίας και Δη- 
μόσιωνΈργων επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη από τα πρόσωπα που υποδείχθηκαν. 

Οι εκπρόσωποι των πανελληνίων επαγγελματικών 
εργοληπτικών ενώσεων και του Τ.Ε.Ε. προτείνονται με 
τους αναπληρωτές τους μέσα σε έναν (1) μήνα από την 
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Λν 
περάσει άπρακτη η προθεσμία γίνεται έγγραφη υπόμνη¬ 
ση και τάσσεται νέα πρσθεσμία πσυ δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των πέντε (5) ημερών. Μετά την πάροδο της 
προθεσμίας αυτής σ Υπσυργός Περιβάλλσντσς, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων μπσρεί να ορίσει οίκοθεν 
τα μέλη αυτά. 

4. Η θητεία του προέδρου και των μελών του Πειθαρ¬ 
χικού Συμβουλίου ορίζεται για δύο (2) ημερολογιακά έτη, 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Η συγκρότη¬ 
ση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που εκδίδεται μέσα 
στο Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους. Στη διάρκεια της 
θητείας, αντικατάσταση μέλους επιτρέπεται μόνο για 
εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους το 
νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. 

5. Τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων καλούνται 
στις συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/ 
1999 (ΦΕΚ 45 Ά'). Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέ¬ 
χουν στο Συμβούλιο σε περίπτωση έλλειψης, απσυσίας 
ή κωλύματος του τακτικού μέλους. Γ ια το γεγονός αυτό 
γίνεται ρητή μνεία στα πρακτικά. 

Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλ¬ 
ληλος της Γ.Γ.Δ.Ε., που ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων. 

6. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστα- 
ται σ πρόεδρος και τρία (3) μέλη αυτού. 

Οι αποφάσεις λαμβάνσνται κατά πλειοψηφία των πα¬ 
ρόντων. Σε περίπτωση ισσψηφίας υπερισχύει η γνώμη 
του προέδρου του Συμβουλίου. 

Τα πρακτικά και τις αποφάσεις τσυ Συμβσυλίσυ υπο¬ 
γράφει ο πρόεδρος και ο γραμματέας αυτού. Στα πρα¬ 
κτικά καταχωρίζεται συνοπτικά και η γνώμη των τυχόν 
μειοψηφούντων μελών. 
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Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εδρεύει στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και εξυπηρετείται από τη Διεύθυνση 
Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ίδιας Γενικής 
Γ ραμματείας. 

7. Για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των απσ- 
φάσεων ταυ Πρωτσβάθμιου Πειθαρχικσύ Συμβουλίου 
συνιστάται Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που 
αποτελείται από: 

α)Έναν (1) τεχνικό υπάλληλο. Προϊστάμενο Γενικής 
Διεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως πρόεδρο. 

β) Τον προϊστάμενο του γραφείου Νομικού Συμβού¬ 
λου στη Γ.Γ.Δ.Ε., με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο 
πάρεδρο στο ίδιο Γ ραφείο. 

γ) Δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, Προ¬ 
ϊστάμενους Διεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Πε¬ 
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων. 

δ) Δύο (2) εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελ¬ 
ματικών εργοληπτικών ενώσεων. 

ε)Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του 
από το Τ.Ε.Ε.. 

8. Οι παράγραφοι 2 έως και 6 εφαρμόζονται αναλό- 
γως και στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το 
Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
παρίσταται ο πρόεδρος και τέσσερα (4) μέλη αυτού. Για 
την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής της 
επιχείρησης ή τσυ στελέχους της από τα τηρούμενα 
Μητρώα, απαιτείται να ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλά¬ 
χιστον τα πέντε (5) από τα μέλη του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

9. Στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο δεν μπορούν να μετέχουν οι κατ’ ευθεία 
γραμμή εξ αίματος συγγενείς του διωκόμενου ή εκ πλα¬ 
γίου μέχρι και του τέταρτου βαθμού και ο σύζυγος ή εξ 
αγχιστείας συγγενής μέχρι και του δεύτερου βαθμού. 
Την εξαίρεση μπορσύν να ζητήσουν τα μέλη του Συμ¬ 
βουλίου οίκοθεν ή και ο διωκόμενος. Ο ίδιος μπορεί να 
ζητήσει την εξαίρεση μέχρι δύο το πολύ μελών. Η αίτηση 
για την εξαίρεση υπσβάλλεται στσν πρόεδρο πριν από 
την έναρξη της συζήτησης και επ’ αυτής αποφασίζει το 
Συμβούλιο μετά από σύσκεψη, χωρίς τη συμμετοχή του 
μέλους του οποίου ζητείται η εξαίρεση. 

10. Τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλί¬ 
ου, όπως και τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, δεν πρέπει να μετέχουν ως πρόεδροι ή 
μέλη στις Επιτροπές Μ.Ε.ΕΠ., Μ.Ε.Κ., και Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων. 

Άρθρσ 87 
Πειθαρχική δίωξη 

1. Για την κίνηση της πειθαρχικής δίωξης, σ πρσίστά- 
μενσς της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου, κατά τη 
δημοπράτηση ή την εκτέλεση του οποίου σημειώθηκε 
η πειθαρχική παράβαση της εργοληπτικής επιχείρησης 
ή τσυ στελέχους της ή προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε παράβαση, υποχρεούται να διαβιβάσει σχετική 
πρόταση στον αρμόδιο προϊστάμενο της προϊσταμένης 
του έργου αρχής. 

2. Σε περιπτώσεις δημοσίων έργων που εκτελούνται 
από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν 


εξαιρεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 πα¬ 
ράγραφος 7 του παρόντος, από τις διατάξεις της νομο¬ 
θεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, η ανωτέρω 
πρόταση για πειθαρχική δίωξη γίνεται από τον προϊ¬ 
στάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας του φορέα. 

3. Για παραβάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την 
εκτέλεση ή τη δημσπράτηση τσυ έργου, η υποχρέωση 
πρότασης προς δίωξη υπάρχει για τον προϊστάμενο της 
υπηρεσίας που έλαβε γνώση της παράβασης. 

Εάν για την ίδια παράβαση επιληφθούν περισσότερσι 
του ενός προϊστάμενοι, οι προτάσεις τσυς συνεκτιμώ- 
νται για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των επσμένων παραγράφων. 

4. Η πρόταση για πειθαρχική δίωξη περιλαμβάνει τα 
στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή των στε¬ 
λεχών τσυς που διέπραξαν την παράβαση, περιγραφή 
της παράβασης, συνοπτική αναφορά του τρόπου με τον 
οποίο συγκεντρώθηκαν σι πληροφορίες και τα στοιχεία 
της παράβασης, τα πρόσωπα τα οπαία μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως μάρτυρες, τα έγγραφα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα αυτών που συνοδεύουν την παραπομπή και 
κάθε άλλη σχετική χρήσιμη πληρσφορία. 

Στην πρόταση περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η διεύ¬ 
θυνση κατοικίας ή η έδρα της εργοληπτικής επιχείρη¬ 
σης ή του στελέχους της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Η πρόταση παραπσμπής κοινσποιείται στην εργολη¬ 
πτική επιχείρηση ή το στέλεχος που παραπέμπεται, με 
αποδεικτικό επιδόσεως. 

Σε περίπτωση κηρύξεως εκπτώτου του αναδόχου του 
έργου, η πρόταση παραπομπής υποβάλλεται αμέσως 
μετά την απόρριψη των ενστάσεων του αναδόχου κατά 
της απόφασης, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως δημο¬ 
σίων έργων διατάξεις και συνοδεύεται απαραίτητα από 
την απορριπτική αυτή απόφαση. 

5. Ο αρμόδιος σύμφωνα με την παράγραφο 1 προϊστά¬ 
μενος, αφού λάβει την πρόταση για πειθαρχική δίωξη, 
προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση αυτής, υποχρεούμενος 
να διεκπεραιώσει την υπόθεση σε εύλσγο χρόνσ, είτε 
με αιτιολογημένη πράξη παραπομπής αυτής στο αρ¬ 
χείο είτε με την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά 
της υπαίτιας εργσληπτικής επιχείρησης ή του υπαίτιου 
στελέχους αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση σ αρμόδισς για την άσκηση πει¬ 
θαρχικής δίωξης προϊστάμενσς μπορεί να ζητήσει τη 
διεξαγωγή ένσρκης διοικητικής εξέτασης, εάν τα στσι- 
χεία της πρότασης δεν κριθσύν επαρκή. Η δισικητική 
αυτή εξέταση διενεργείται από τσν παραπάνω αρμόδια 
προϊστάμενο ή από τον οριζόμενο από αυτόν ανώτερο 
υπάλληλο της υπηρεσίας. 

Αυτός που διεξάγει την εξέταση, μπορεί να προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αυτοψία και 
εξέταση προσώπων και σχετικών ιδιωτικών και δημο¬ 
σίων εγγράφων, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της παράβασης τί¬ 
θενται σε γνώση της εργοληπτικής επιχείρησης ή του 
στελέχους που παραπέμπεται, για την υποβολή αντιρ¬ 
ρήσεων σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών. 

6. Η παραπομπή της υπόθεσης στο αρχείο γίνεται 
από τον αρμόδιο προϊστάμενο, εάν από την ουσιαστική 
εξέταση της υπόθεσης πεισθεί ότι δεν υφίστανται ουσι¬ 
ώδεις ενδείξεις ότι διεπράχθη πειθαρχική παράβαση. 
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Για την παραπομπή της υπόθεσης στο αρχείο, είτε 
χωρίς τη διενέργεια διοικητικής εξέτασης είτε μετά την 
υποβολή του πορίσματος αυτής, συντάσσεται σχετική 
πράξη και αποστέλλεται έγγραφο στην υπηρεσία που 
υπέβαλε την πράταση δίωξης, το οποίο κοινοποιείται 
επίσης στην αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων 
Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στην ενδιαφερό- 
μενη εργοληπτική επιχείρηση. 

7. Γ ια την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο αρμάδιος 
προϊστάμενος απευθύνει έγγραφο προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημάσιωνΈργων μετά 
του σχετικού φακέλου της υπόθεσης και τις εμπρόθε¬ 
σμες αντιρρήσεις της διωκόμενης εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης ή του στελέχους της. 

Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη 
εργοληπτική επιχείρηση με αποδεικτικό επιδόσεως. 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσι- 
ωνΈργων μπορεί να μην ασκήσει πειθαρχική δίωξη, αν 
δεν συντρέχουν οι προς τούτο νάμιμες προϋποθέσεις, 
να επιβάλει στη διωκόμενη εργοληπτική επιχείρηση τη 
διοικητική κύρωση του αποκλεισμού από δημοπρασίες 
μέχρι έξι (6) μήνες και την παρεπόμενη χρηματική κύ¬ 
ρωση ή να παραπέμψει την υπόθεση για εκδίκαση στο 
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικά Συμβούλιο. 

Άρθρο 88 

Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου 

1. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικά Συμβούλιο, μετά την 
παραπομπή της υπόθεσης από τον Υπουργό Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και ΔημάσιωνΈργων, καλεί τη διω- 
κάμενη εργοληπτική επιχείρηση ή το υπαίτιο στέλεχος, 
να υποβάλει απολογία μέσα σε ανατρεπτική προθε¬ 
σμία τριάντα (30) ημερών. Μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας αυτής ορίζει δικάσιμο και καλεί το νάμιμο 
εκπράσωπο της επιχείρησης να παραστεί σε αυτή. Η 
δικάσιμος δεν μπορεί να οριστεί νωρίτερα από τριάντα 
(30) ημέρες από την κλήση του πειθαρχικά διωκόμενου. 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μετά την αποδεικτική διαδικα¬ 
σία, συνεχίζει τη συνεδρίασή του την ίδια ή άλλη ημέρα 
και αποφασίζει για την υπάθεση. 

Η απόφαση δημοσιεύεται σε ειδικό βιβλίο με την επι¬ 
μέλεια του γραμματέα και κοινοποιείται, με αποδεικτικό 
επιδόσεως, στον πειθαρχικά διωκάμενο, στον αρμόδιο 
προϊστάμενο που άσκησε την πειθαρχική δίωξη και 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημά- 
σιων Έργων. 

2. Η πειθαρχική δίωξη που ασκείται στο Πρωτοβάθμιο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν ανακαλείται, περαιώνεται δε 
οπωσδήποτε με την έκδοση απόφασης με την επιφύ¬ 
λαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 
83 του παρόντος. 

Το πειθαρχικό συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τα απο¬ 
δεικτικά στοιχεία. 

Οι πειθαρχικές αποφάσεις πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογημένες. Ανάκληση πειθαρχικής απάφασης δεν 
επιτρέπεται. 

Το πειθαρχικά συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως εισηγη¬ 
τή της υπόθεσης ένα από τα μέλη του ή και να διατάξει 
τη συμπλήρωση της διοικητικής εξέτασης. 

Άρθρο 89 
Έφεση 

1. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμ¬ 
βουλίου υπόκεινται σε έφεση. Η έφεση αυτή ασκείται 


ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
και κατατίθεται στη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και ΔημάσιωνΈργων. 

2. Δικαίωμα έφεσης έχουν: 

α) η εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχος αυτής 
που τιμωρήθηκαν πειθαρχικά, 

β) ο Υπουργάς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μόσιων Έργων. 

Η έφεση ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει τάσο για τον 
τιμωρηθέντα όσο και για τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ΔημάσιωνΈργων, απά την κοινοποίηση 
στον καθένα απά αυτούς της πρωτοβάθμιας απάφα¬ 
σης. 

Περισσότερες εφέσεις που ασκούνται κατά της ίδιας 
απόφασης και πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης 
για μία εξ αυτών, συνεκδικάζονται. 

Η ασκηθείσα έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της από¬ 
φασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Με την άσκηση της έφεσης, η υπάθεση μεταβιβά¬ 
ζεται καθ’ ολοκληρία στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικά 
Συμβούλιο. 

Άρθρο 90 

Διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου 

1. Γ ια την εκδίκαση της υπάθεσης ενώπιον του Δευτε¬ 
ροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, την εκτέλεση των 
αποφάσεων και την εξαίρεση των μελών του, εφαρ- 
μάζονται αναλάγως οι διατάξεις των άρθρων 86 και 
88 του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 
επάμενες παραγράφους. 

2. Η απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου δεν κοινοποιείται αλλά υποβάλλεται στον 
Υπουργά Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημάσιωνΈρ- 
γων, ο οποίος εντός (1) μηνός από την παραλαβή αυτής, 
την επικυρώνει αμελλητί με απόφασή του. 

Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί¬ 
ας και ΔημάσιωνΈργων, με αντίγραφο της απόφασης 
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινοποι¬ 
είται στους ενδιαφερόμενους και αποτελεί την οριστική 
κρίση της υπάθεσης σε δεύτερο βαθμά. 

3. Η εκτέλεση της απάφασης, σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στην παράγραφο 2, γίνεται με μέριμνα της Δι¬ 
εύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
ΔημάσιωνΈργων. Η παρεπόμενη χρηματική κύρωση που 
επεβλήθη στην εργοληπτική επιχείρηση ή το υπαίτιο 
στέλεχος αυτής, καταβάλλεται μέσα σε έναν (1) μήνα 
απά την κοινοποίηση της απάφασης αυτής. 

Άρθρο 91 

Σχέση Πειθαρχικής Διαδικασίας με άλλες δίκες 
Επανάληψη της Πειθαρχικής Διαδικασίας 

1. Η πειθαρχική διαδικασία δεν αναστέλλεται, ούτε 
αναβάλλεται εξαιτίας εκκρεμούς δίκης, ενώπιον δικα¬ 
στηρίου οποιοσδήποτε δικαιοδοσίας. 

2. Στοιχεία που προκύπτουν από αμετάκλητες αποφά¬ 
σεις ποινικών ή αστικών δικαστηρίων και με τα οποία 
βεβαιώνεται ρητά η ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγματικών 
γεγονάτων, γίνονται δεκτά σε πειθαρχική διαδικασία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη απά τα Πειθαρχικά Συμβούλια, 
για την έκδοση της απάφασής τους. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία εργοληπτική επιχεί¬ 
ρηση ή στέλεχος αυτής δικαιωθεί τελεσίδικα από αστι¬ 
κό, ποινικό ή διοικητικό δικαστήριο για τη διαφορά που 
προκάλεσε την πειθαρχική δίωξη, οι ανωτέρω υπαίτιοι 
μπορούν να ζητήσουν, από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχι¬ 
κό Συμβούλιο, την επανάκριση της υποθέσεώς τους. 

Η επανάκριση γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε προθε¬ 
σμία δύο (2) μηνών από την αίτηση του διωκόμενου. Στην 
περίπτωση αυτή το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβού¬ 
λιο υποχρεούται να ακυρώσει την πειθαρχική ποινή της 
οριστικής διαγραφής από τα τηρούμενα Μητρώα, που 
τυχόν είχε επιβάλει.Έχει το δικαίωμα όμως εκτιμώντας 
κατ’ ουσίαν τα πραγματικά γεγονότα και σε εφαρμογή 
των ανωτέρω, να επιβάλει την ποινή της προσωρινής 
διαγραφής του υπαίτιου από τα Μητρώα. 

Για την ποινή την οποία εξέτισε η εργοληπτική επι¬ 
χείρηση ή το στέλεχος της, μέχρι την επανάκριση της 
υπόθεσης, δεν γεννάται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης 
για τους τιμωρηθέντες. Σε περίπτωση όμως πλήρους 
απαλλαγής τους, η όλη ποινή διαγράφεται από τα Μη¬ 
τρώα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( Μ.Ε.ΕΠ.) 

Άρθρο 92 

Τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και η τακτική και η έκτακτη 
αναθεώρηση της εγγραφής τους, που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο, γίνεται με αίτησή τους. 

2. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε 
όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της 
αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμε¬ 
νων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.. 

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την υπηρεσία 
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημόσιωνΈργων που είναι αρμόδια για την τήρηση 
του Μ.Ε.ΕΠ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 3. Μεταξύ 
των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως τα πιστο¬ 
ποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία συντάσσονται για κάθε έργα 
από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής και 
περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημο¬ 
πρασία και την ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές 
επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του 
έργου με συμβάσεις κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας, οι οικονομικές καταστάσεις των χρή¬ 
σεων των τριών (3) τελευταίων ετών, οι προσωρινές 
οικονομικές καταστάσεις πριν από την υποβολή αίτη¬ 
σης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ειδικές 
καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα 
δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και 
της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογι¬ 
κός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών 
αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βα¬ 
σικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την 
αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.. 

3. Το Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων και 
Τ εχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της Γ ενικής Γ ραμματείας 
ΔημόσιωνΈργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και ΔημόσιωνΈργων. Στα πλαίσια τήρησης 


του Μητρώου, η υπηρεσία αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες 
που της παρέχει ο νόμος και ιδίως συγκεντρώνει, ελέγ¬ 
χει και καταχωρεί μηχανογραφικά τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση 
εγγραφής και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων και παρέχει σχετικές πληροφορίες στις υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα, όταν ζητούνται. 

Χορηγεί επίσης «Ενημερότητα Πτυχίου» (Ε.Π.) στις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που υποχρεώνονται από το 
νόμο να διαθέτουν. 

Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 95 του παρόντος 
είναι αρμόδια για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγρα¬ 
φής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο 
Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη (5η) τάξη. Για την εγγραφή, 
αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη στις τάξεις έκτη 
(6η) και έβδομη (7η) εκδίδεται απόφαση από τον Υπουρ¬ 
γό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων 
ύστερα από γνώμη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Η υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., με υπογραφή του Προϊσταμένου 
της, εκδίδει τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ. (πτυχία), ύστερα από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης κατά τα ανωτέρω. 

4. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν στην υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. κάθε επικείμενη αντικατάσταση 
των προσώπων που κατά την εγγραφή ή αναθεώρηση 
του πτυχίου αποτέλεσαν την ελάχιστη στελέχωση της 
επιχείρησης. Αντικατάσταση στελέχους επιτρέπεται 
μόνο για σοβαρό λόγο, εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Μ.Ε.ΕΠ. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ. και καταχωρείται σε ειδική θέση του εντύ¬ 
που της βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ. της επιχείρησης. 

5. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. επιτρέπεται να στελε¬ 
χώνουν μία μόνο εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη 
στο Μ.Ε.ΕΠ.. Η συμμετοχή τους πρέπει να είναι ενερ¬ 
γός και παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ.. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί 
να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η 
συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο 
πειθαρχικό όργανο. 

Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να 
είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης του 
προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Πε¬ 
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων μπορεί 
να καθορίζεται ο τύπος και τα απαραίτητα στοιχεία 
που πρέπει να περιέχουν τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., που 
εκδίδει ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής, τα 
χρονικά διαστήματα έκδοσης και κοινοποίησής τους 
στον ανάδοχο και τις λοιπές τεχνικές επιχειρήσεις που 
έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου, ο τρόπος 
υποβολής τους στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., 
καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπο¬ 
ρεί να ορισθεί προθεσμία μέσα στην οποία τα στοιχεία 
αυτά υποβάλλονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών, ανεξάρτητα 
από την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώ¬ 
ρησης της εγγραφής τους. Η παράλειψη υποβολής των 
στοιχείων αυτών, με ευθύνη της εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος να 
τα επικαλεσθεί κατά την υποβολή αίτησης τακτικής 
ή έκτακτης αναθεώρησης και δίνει το δικαίωμα στην 
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υπηρεσία τήρησης τσυ Μ.Ε.ΕΠ. να πραχωρήσει με πρω- 
τσβσυλία της σε έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής 
της επιχείρησης. 

Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής οφείλει 
να συντάσσει και υποβάλει τα σχετικά πιστοποιητικά με 
τις αρμάδιες υπηρεσίες του, οι υπάλληλοι των οποίων, 
σε περίπτωση που αμελούν να το πράξουν, υπέχουν 
και πειθαρχικές ευθύνες, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του πα- 
ράντος. 

7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με 
τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, υποχρεούνται να υπο¬ 
βάλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και 
έκθεση δραστηριάτητας, πριν απά το τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του έτους που έπεται της χρήσης στην οποία 
αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με 
τα προβλεπάμενα στην υπουργική απάφαση Δ15/οικ/ 
24900/28.6.2002 (ΦΕΚ 833 Β'). Με όμοια απόφαση μπορεί 
να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω 
στοιχείων. 

8. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, μέχρι τέλους του 
πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους κάθε χρήσης, 
να καταθέτει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. όλα 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πιστοποί¬ 
ηση του κύκλου εργασιών της από ιδιωτικά έργα. Η 
παράλειψη της υποβολής των στοιχείων αυτών, μέσα 
στην προθεσμία αυτή, συνεπάγεται την απώλεια του 
δικαιώματος της επιχείρησης να επικαλεσθεί τον κύκλο 
εργασιών από τα έργα αυτά. Με απόφαση που εκδίδε- 
ται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα στοιχεία αυτά και 
κάθε άλλο θέμα. 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 107 
του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πι¬ 
στοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ.. 

10. Η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του 
Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για μία τριετία (τακτική αναθεώρηση). 

11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση 
τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, από 
τη συμπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, κατά περίπτω¬ 
ση, τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμο¬ 
νής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί 
και διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή αυτή 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από 
την πάροδο της εξηκονταήμερης προθεσμίας. 

12. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να ενεργή¬ 
σει οποτεδήποτε έκτακτη αναθεώρηση αν διακριβωθούν 
νεότερα δυσμενή στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά 
την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, 
διαγράφοντάς την από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες 
έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη εγγραφής 
της. 

13. Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συν- 
δυασθεί με μεταβολή στις κατηγορίες και τάξεις για 
τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της 
επιχείρησης. Η μεταβολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασμό σε τάξη, 
έστω και αν αυτό δεν ζητήθηκε από τη επιχείρηση. 

14. Μετά την παρέλευση διετίας από την έκτακτη 
επανάκριση, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
V. 2940/ 2001 (ΦΕΚ 180 Α'), μπορεί να γίνει έκτακτη 
αναθεώρηση με αίτηση της επιχείρησης. 


15. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων μπορεί να 
ανατίθενται καθήκοντα συμβούλου σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών 
(ΙΟΚ), το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 6 του V. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α'), προς υποβοήθηση 
της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της 
ακρίβειας των υποβαλλόμενων αιτήσεων επανάκρισης, 
τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., κα¬ 
θώς και της παροχής κάθε είδους τεχνικής βοήθειας. 

Άρθρο 93 

Μέλη της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποτελείται από: 

α) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημόσιωνΈργων, ως πρόεδρο. 

β)Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

γ)Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

δ) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μόσιων Έργων. 

ε) Δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρί¬ 
ου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που υποδεικνύονται με τους 
αναπληρωτές τους από το Τεχνικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδας. 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), 
που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.. 

ζ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους των πανελληνίων επαγ¬ 
γελματικών εργοληπτικών ενώσεων, που υποδεικνύονται 
με τους αναπληρωτές τους από αυτές. Για την υπόδει¬ 
ξή τους καλούνται οι σχετικές ενώσεις να υποδείξουν 
κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που οι διάφορες 
ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως μέλη, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
από τα πρόσωπα που προτάθηκαν. 

2. Ο πρόεδρος και τα μέλη της περίπτωσης δ' της 
παραγράφου 1 ορίζονται με τους αναπληρωτές τους 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μόσιων Έργων. Τα μέλη των περιπτώσεων β' και γ' και 
οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τους αρμόδιους 
Υπουργούς. 

3. Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ', ε', στ' και ζ' της 
παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές τους προτείνο- 
νται, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινοποίηση στους 
φορείς που τα προτείνουν του σχετικού εγγράφου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων. 

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή γίνεται έγγρα¬ 
φη υπόμνηση και τάσσεται νέα προθεσμία τουλάχιστον 
πέντε (5) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας 
αυτής, η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'). 

4. Η θητεία των μελών της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ορίζε¬ 
ται διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου 
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έτους. Στη διάρκεια της θητείας αντικατάσταση μέλους 
επιτρέπεται μάνο για εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντι¬ 
κατάστασης μέλσυς, το νέο μέλος διανύει το υπάλοιπο 
της θητείας. 

Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλλη¬ 
λος της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και ΔημάσιωνΈργων, ο οποίος ορίζεται μαζί 
με τον αναπληρωτή του με την απάφαση συγκράτησης 
της επιτροπής. 

Άρθρο 94 

Αρμοδιάτητες της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Η εγγραφή, η κατάταξη ή η αναθεώρηση της ερ- 
γσληπτικής επιχείρησης στσ Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται απά την 
Επιτρσπή Μ.Ε.ΕΠ.. 

2. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή εργοληπτικής 
επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. ή την κατάταξη στην κατηγορία 
ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν απά τα 
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
92 του παράντος κρίνει άτι η επιχείρηση αυτή δεν έχει 
την απαιτούμενη τεχνική ιδιάτητα και τεχνική ικανάτητα, 
με βάση τα κριτήρια ταυ παράντος κεφαλαίου. 

3. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. εισηγείται τη λήψη μέτρων σχε¬ 
τικά με τη βελτίωση τσυ τράπου τήρησης τσυ Μ.Ε.ΕΠ., 
σχετικά με τον τράπο που καταρτίζονται και αξιολογού¬ 
νται τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., παρακολουθεί την τήρη¬ 
ση του Μ.Ε.ΕΠ. και υποβάλλει στον Υπουργά Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων εκθέσεις. 

Άρθρο 95 

Λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. συγκροτείται κατά τα οριζάμενα 
στο άρθρο 93 του παράντος. Εφάσον στις διατάξεις τσυ 
άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τη 
συγκράτηση, τη λειτουργία και τη λήψη των αποφάσεών 
της οι διατάξεις των άρθρων 13 -15 του ν. 2690/1999. 

Για την ύπαρξη νάμιμης απαρτίας απαιτείται η πα¬ 
ρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και επτά 
εκ των μελών της. 

2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με την 
πλειοψηφία των παράντων μελών και σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της σποίας τά¬ 
χθηκε ο Πράεδρος ή ο πρσεδρεύων αναπληρωτής του. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς ψήφσ 
σ προϊστάμενος της Υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., 
αναπληρούμενος απά τον προϊστάμενο του αρμάδιου 
για την υπάθεση τμήματος. 

3. Η επιτροπή τηρεί συνοπτικά πρακτικά για τις συ¬ 
νεδριάσεις της στα οποία ενσωματώνεται η εισήγηση. 
Τα πρακτικά τηρούνται σε κινητά φύλλα που μονογρά- 
φονται και αριθμούνται με ενιαία ετήσια αύξουσα αρίθ¬ 
μηση απά τον Πράεδρο της Επιτροπής, επικυρώνονται 
και υπογράφονται απά αυτάν και τον Γραμματέα. Αντί¬ 
γραφα των πρακτικών παραδίδονται στην ανωτέρω 
Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες άταν αφορούν 
εγγραφή, επανάκριση, αναθεώρηση ή οποιαδήποτε άλλη 
μεταβολή της εγγραφής εργοληπτικής επιχείρησης. 

4. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτές συνεδριάσεις 
που τις ορίζει ο Πράεδράς της. Στην περίπτωση αυτή 
δεν απαιτείται κλήτευση των μελών. Τα θέματα που 
πρόκειται να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση 
καταχωρούνται στην ημερήσια διάταξη που γνωστο¬ 
ποιείται στα τακτικά μέλη, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες 


πριν την ημέρα της συνεδρίασης μη περιλαμβανομένης 
της ημέρας αυτής. 

Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν νόμιμα στη 
συνεδρίαση εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται το αντί¬ 
στοιχο τακτικό. Για την έγκαιρη και νόμιμη ειδοποίη¬ 
σή τους φροντίζει το τακτικό μέλος που πρόκειται να 
απουσιάσει. 

5. Μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους η επιτροπή 
Μ.Ε.ΕΠ. συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου 
να συντάξει την εισηγητική έκθεση της παραγράφου 
3 του άρθρου 94 του παρόντος, προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με 
αιτισλσγημένες πρστάσεις για τη βελτίωση της λει- 
τσυργίας του Μ.Ε.ΕΠ.. 

Άρθρο 96 

Έγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κα¬ 
τατάσσονται στο Μ.Ε.ΕΠ., σε ορισμένη τάξη ανά κατη- 
γσρία έργων, με αίτησή τσυς η σπσία συντάσσεται σύμ¬ 
φωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την υπηρεσία. 
Η αίτηση συνσδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
και στοιχεία: 

α) Έγγραφα νομιμοποίησης του αποφασιστικού ορ¬ 
γάνου της επιχείρησης και του νομίμου ή των νομίμων 
εκπροσώπων της (ΦΕΚ ή καταστατικό από το οποίο 
προκύπτουν οι διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., 
καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.). 

β) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης, για τα στοιχεία των στελεχών τα σποία 
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών 
(Μ.Ε.Κ.) και αποτελούν την ελάχιστη κατά νόμο στελέχω- 
ση της επιχείρησης, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις των 
στελεχών αυτών, θεωρημένες νόμιμα για το γνήσιο της 
υπογραφής, ότι αποδέχονται την κατά αποκλειστικό¬ 
τητα στελέχωση της επιχείρησης και ότι θα δηλώσουν 
κάθε σχετική μεταβολή. 

γ) Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της επι¬ 
χείρησης. Γ ια τις επιχειρήσεις πσυ συντάσσσυν ισο¬ 
λογισμούς υποβάλλονται οι ισολογισμοί των τριών (3) 
τελευταίων ετών ή και λιγότερων αν η επιχείρηση λει- 
τσυργεί λιγότερα έτη. 

δ) Καταστάσεις πρσσωπικού της επιχείρησης θεω¬ 
ρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και συμβάσεις 
εργασίας τσυ προσωπικσύ θεωρημένες από αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.. 

ε) Στοιχεία για τα έργα που εκτέλεσε η επιχείρηση 
κατά την προηγούμενη τριετία. Έργα του τρέχοντος 
έτους μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο 
πριν την υποβολή της αίτησης θα λαμβάνονται υπόψη 
εφόσον περιλαμβάνονται σε προσωρινό ισσλογισμό και 
προκύπτουν ιδίως από αντίστοιχα πιστοποιητικά, τιμο¬ 
λόγια και φορολογικές δηλώσεις. 

στ) Πίνακες ιδιόκτητου μηχανικού εξοπλισμού. 

ζ) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώ¬ 
χευση, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Προκει¬ 
μένου περί επιχειρήσεων με μορφή προσωπικής εταιρεί¬ 
ας προσκομίζονται πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως 
και για τους ομόρρυθμους εταίρους. 

Αν η επιχείρηση διαθέτει «Ενημερότητα Πτυχίου» σε 
ισχύ υπσβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκ¬ 
προσώπου της ότι ισχύουν τα προκύπτοντα από την 
Ε.Π.. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλσνται τα α' και 
ζ' στοιχεία. 
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Τα γ' και ε' στοιχεία δεν υποβάλλονται, εφόσον πε¬ 
ριλαμβάνονται στις κατ’ έτος υποβαλλόμενες Εκθέσεις 
Δραστηριότητας και πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων, 
που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6, 
7 και 8 του άρθρου 92 του παρόντος. Αν οι ανωτέρω 
Εκθέσεις Δραστηριότητας και Πιστοποιητικά εκτέλεσης 
έργων δεν καλύπτουν ολόκληρο το χρονικό διάστημα 
της τριετίας υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία που αφο¬ 
ρούν το μη καλυπτόμενο διάστημα. 

2. Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ελ¬ 
λιπή μπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει τη συμπλήρωσή 
τους. Προς τούτο καλείται εγγράφως ο εκπρόσωπος 
της επιχείρησης για τη συμπλήρωση ή τη διατύπωση 
αντιρρήσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10), ούτε μεγαλύ¬ 
τερη των είκοσι (20) ημερών. Η εισήγηση της Υπηρεσίας 
προς την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλεται αφού ληφθούν 
υπόψη οι τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει 
άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία. 

3. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αντίστοιχα, αποφα¬ 
σίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και την 
κατάταξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον παρόντα 
Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός τα πιστοποιητικά 
και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπη¬ 
ρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αφ’ ετέρου τα στοιχεία 
που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση. Μετά την έκδοση 
της απόφασης του αρμόδιου οργάνου εκδίδεται από 
την Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. η βεβαίωση εγγρα¬ 
φής (πτυχίο) και αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (ΕΑΧ) 
σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται 
να προσέλθει και να παραλάβει τη βεβαίωση μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση. Η έκδοση της 
βεβαίωσης, η αποστολή γνωστοποίησης και η παρα¬ 
λαβή σημειώνονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην 
Υπηρεσία. 

Η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης ισχύει για 
όλες τις συνέπειές της από την ημέρα της παραλαβής 
της βεβαίωσης ή της άπρακτης λήξης της ΙΟήμερης 
προθεσμίας. 

Άρθρο 97 

Τακτική αναθεώρηση -Έκτακτη αναθεώρηση 
με πρωτοβουλία της επιχείρησης 

1. Η εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων υπό- 
κειται σε τακτική αναθεώρηση, η οποία διενεργείται 
ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης 
που υποβάλλεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. 
κατά το τελευταίο τρίμηνο, πριν την αναγραφόμενη στη 
βεβαίωση (πτυχίο) ημερομηνία λήξης της ισχύος της. 

Στην περίπτωση αυτή η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύ¬ 
ει αμέσως μετά τη λήξη της παλαιός. 

2. Αίτηση για την τακτική αναθεώρηση της εγγραφής 
μπορεί επίσης να υποβληθεί και μέσα σε προθεσμία 
εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήξης της 
βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή η παλαιό βεβαίωση 
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι το πέρας της προθεσμίας 
αυτής. Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση, η νέα 
βεβαίωση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης 
της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ή του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων. 


3. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση της 
εγγραφής και κατάταξής τους μετά τη συμπλήρωση 
διετίας από την ημερομηνία εγγραφής ή αναθεώρη¬ 
σης (τακτικής ή έκτακτης) της εγγραφής. Αίτηση που 
υποβάλλεται πριν τη λήξη της διετίας δεν λαμβάνεται 
υπόψη και δεν επιφέρει συνέπειες. 

4. Για την αναθεώρηση της εγγραφής κατά το άρθρο 
αυτό, ισχύουν κατά τα λοιπά ανάλογα οι διατάξεις του 
άρθρου 96 του παρόντος. 

Άρθρο 98 

Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας 

1. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις έχουν 
την υποχρέωση να ανακοινώνουν εγγράφως στην υπη¬ 
ρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., μέσα σε προθεσμία ενός μη¬ 
νάς από την επέλευσή τους, τις μεταβολές στα στοιχεία 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή και κατάταξή 
τους εφόσον αυτές αφορούν απώλεια των ελαχίστων 
νομίμων προϋποθέσεων κατάταξης (στελέχωση, κεφά¬ 
λαιο, πάγια στοιχεία κ.λπ.) και να αναπληρώνουν τις 
σχετικές ελλείψεις μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την υποβολή της ανακοίνωσης. 

2. Αν με υπαιτιότητα της επιχείρησης οι μεταβολές 
δεν γνωστοποιηθούν και δεν αναπληρωθούν οι ελλείψεις 
εμπρόθεσμα, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες, όταν 
με οποιονδήποτε τρόπο οι μεταβολές περιέλθουν σε 
γνώση της υπηρεσίας: α) η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα 
να αναπληρώσει τις ελλείψεις και κινείται η διαδικασία 
έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξής της στο Μ.Ε.ΕΠ., 
β) για τις ανάγκες ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων 
η αναθεώρηση του πτυχίου της επιχείρησης ανατρέχει 
στο χρόνο επέλευσης της κρίσιμης μεταβολής. 

Η διαδικασία της έκτακτης αναθεώρησης με πρωτο¬ 
βουλία της υπηρεσίας κινείται επίσης στις περιπτώσεις 
που δεν υποβάλλεται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών 
από τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης, αίτηση για 
έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου συνοδευόμενη με πλή¬ 
ρη δικαιολογητικά, από επιχείρηση που υπέχει σχετική 
υποχρέωση. 

3. Εφόσον οι μεταβολές της παραγράφου 1 δηλωθούν 
και αναπληρωθούν εμπρόθεσμα οι ελλείψεις (εκτός των 
στοιχείων της Έκθεσης Δραστηριότητας), η Επιτροπή 
Μ.Ε.ΕΠ. εγκρίνει τις μεταβολές μετά από εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

4. Εφόσον συντρέχουν λόγοι έκτακτης αναθεώρησης 
της κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης, η υπηρεσία 
την καλεί να λάβει γνώση των στοιχείων και να υποβά¬ 
λει τις αντιρρήσεις της μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Μετά τη 
λήψη των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της 
προθεσμίας, η Υπηρεσία επαναξιολογεί την επιχείρηση 
και υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην επι¬ 
τροπή Μ.Ε.ΕΠ. για την αναθεώρηση της εγγραφής και 
την τάξη ανά κατηγορία έργων στην οποία πρέπει να 
καταταγεί η επιχείρηση. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει 
για την αναθεώρηση της εγγραφής και την κατάταξη 
της επιχείρησης μετά από έγγραφη κλήση που κοινο¬ 
ποιείται σε αυτήν, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη 
συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, ως προς την απόφαση, την 
έκδοση της νέας βεβαίωσης, τη γνωστοποίησή της στην 
επιχείρηση και τις συνέπειες έχουν ανάλογη εφαρμογή 
οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος Κώδικα. 




1758 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


5. Μετά την αναθεώρηση της εγγραφής και την έκ¬ 
δοση νέας βεβαίωσης καταχωρείται με μέριμνα της 
υπηρεσίας σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα στα διαδίκτυο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων (νννννν. 99 άΘ. 9 Γ). 

6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας 
πτυχία εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις συνέπειές 
τους, μέχρις ότου απαιτηθεί η για οποιονδήποτε λόγο 
αντικατάστασή τους. Μέχρι να εκδοθεί νέο πτυχίο κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας η αντικατάστα¬ 
ση ή αποχώρηση στελέχους συνεπάγεται την έκδοση 
νέας βεβαίωσης εγγραφής. 

Άρθρο 99 

Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Ο τύπος κατάταξης που εφαρμόζεται για την εγ¬ 
γραφή, κατάταξη και την αναθεώρηση των εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων σε μία από τις τάξεις τρίτη έως και 
έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. αναλύεται ως εξής: 

{ (Α X 70%) + (Β X 30%) } X Γ = Συνολική Βαθμολο¬ 
γία 
όπου: 

Τμήμα Α = { (α1 X 60%) (α2 X 20%) + (α3 X 20%) } 

όπου α1, α2, α3 τα παρακάτω κλάσματα: 


Κύκλος Εργασιών Χρήσεων των τριών τελευταίων ετών 
Κύκλος Εργασιών, όπως ορίζεται για κάθε τάξη 
στην περίπτωση δ. της παρ. 2 τσυ παρόντσς άρθρσυ 


Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β. 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 

Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην 
περίπτωση δ.της παρ.2 του παρόντος άρθρου 


Πάγια, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ. 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 

α3 =- 

Πάγια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην περίπτωση 
δ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 


Τμήμα Β = {(β1 X 40%) + (β2 X 30%) + (β3 X 30%)} 
όπου β1, β2, β3 τα παρακάτω κλάσματα: 


Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β. 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 

Σύνολο Ενεργητικού 


Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού - Συμμετοχές και 
άλλες απαιτήσεις 

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 


Κυκλοφορούν Ενεργητικά - Απαιτήσεις 
Κυκλοφορούν Ενεργητικά 


Τμήμα Γ = Συντελεστής Κατάταξης, για τις εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. που κατατάσσονται αυτοτελώς 
και για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώ¬ 
νευση εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.. 

2. Ανάλυση Τμήματος Α 

α) Ως αριθμητής του κλάσματος α1 λαμβάνεται ο κύ¬ 
κλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης εγγε¬ 


γραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ο οποίος πραγματοποιήθηκε 
από την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την τελευταία τριετία. Ο 
ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής: 

ί. Για δημόσια έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερι¬ 
κό λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από 
πιστοποιητικά του κυρίου του έργου ή του φορέα κα¬ 
τασκευής, αν έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιμολόγια για 
τις εργασίες αυτές και έχουν περιληφθεί στις δηλώ¬ 
σεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης. Γ ια τον 
έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων 
η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωμένα 
αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων 
ή των φορέων κατασκευής, των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος, καθώς και κατάσταση των τιμολογίων 
εσόδων που έχει εκδώσει και αφορά τα πιστοποιητικά 
των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως 
επίσης και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που 
ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

ίί. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν 
στο εξωτερικό, λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που 
προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου 
του έργου ή του φορέα κατασκευής και τα αντίστοιχα 
τιμολόγια εσόδων για τις εργασίες αυτές. Τ α ανωτέρω 
τιμολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, αν δεν έχουν 
φορολογηθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσονται της φο¬ 
ρολογίας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που αυτά έχουν 
φορολογηθεί στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίζεται 
και η δήλωση φορολογίας που έχει υποβληθεί από την 
επιχείρηση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώ¬ 
ρας που εκτελέστηκε το έργο, επικυρωμένη για τη γνη¬ 
σιότητά της από τις αρχές αυτές. Σε περίπτωση που το 
πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να 
προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής 
της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να 
προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε 
το έργο ή μέρος αυτού, καθώς και το συμφωνητικό 
βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον 
ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου 
ή μέρους αυτού. 

ίίί. Γ ια ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό 
λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από τις 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης και 
αποδεικνύεται από τα τιμολόγια εσόδων που εκδόθηκαν 
από αυτή προς τον κύριο του έργου ή από τα οριστικά 
συμβόλαια πώλησης των ακινήτων. Για τον έλεγχο της 
ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων που αφορούν 
ιδιωτικά έργα, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει 
επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης, επι¬ 
κυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων 
των έργων, κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχει 
εκδώσει για τα πιο πάνω έργα, τα αντίστοιχα τιμολόγια 
εσόδων και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που 
ζητείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

ίν. Τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύ¬ 
πτει από συμβάσεις έργου μεταξύ εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα αντίστοιχα 
τιμολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεμία από τις 
επιχειρήσεις αυτές προς την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτά 
περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριμένη, από τον κύριο του 
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έργου υπεργολαβία. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομί¬ 
ζεται η σύμβαση του αναδόχου με τον υπεργολάβο, η 
οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης και τα εκδσ- 
θέντα τιμολόγια εσόδων. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών 
τσυ υπεργολάβσυ αφαιρείται από τσν κύκλο εργασιών 
τσυ αναδόχου. 

V. Ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης 
από τη συμμετοχή της σε κοινσπραξία (ανάδσχος κοι¬ 
νοπραξία), στην οπσία ανατέθηκε η κατασκευή δημσ- 
σίων ή ιδιωτικών έργων ή πσυ συστήθηκε μεταξύ του 
αναδόχου και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. (κατασκευαστική κοινσπραξία 
τσυ άρθρσυ 66 του παρόντος), λαμβάνεται υπόψη μόνο 
εφόσον έχουν καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εγγράφου σύστασής τους, έχουν 
εκδοθεί αντίστοιχα τιμολόγια για τις εργασίες των ανω¬ 
τέρω έργων και έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις 
φσρολογίας εισοδήματος της κοινοπραξίας. 

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ. από τη 
συμμετοχή της στην ανωτέρω κοινοπραξία προκύπτει 
από τον επιμερισμό σε αυτήν τσυ κύκλου εργασιών πσυ 
της αντιστοιχεί, σύμφωνα με τσ πσσσστό συμμετοχής 
της, όπως προκύπτει από το κοινοπρακτικό συμφωνη¬ 
τικό. 

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων 
στοιχείων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να 
υποβάλει αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 
κσινσπραξίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει 
άλλσ συμφωνητικά. Οι επιχειρήσεις πσυ συμμετέχουν 
στην κοινοπραξία υποχρεούνται να προσκομίσουν 
επικυρωμένα αντίγραφα των δηλώσεων φορσλογίας 
εισοδήματος αυτής, της βεβαίωσης αποτελεσμάτων 
πρσς τα μέλη της, κατάσταση των τιμσλογίων εσάδων 
που έχουν εκδώσει και αφορούν στα πιστοποιητικά των 
κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής και κάθε 
άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητείται από την 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., για τον προσδιορισμό του κύκλου εργα¬ 
σιών τους από δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα 
και τσ εξωτερικό, υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία 
για κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στα 
Μ.Ε.ΕΠ. που συμμετέχει στη συγχώνευση, καθώς και 
κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητείται από 
την υπηρεσία τήρησης τσυ Μ.Ε.ΕΠ., για τσν έλεγχσ της 
ακρίβειας των υπσβαλλόμενων στσιχείων. 

Σε κάθε περίπτωση στον αριθμητή α1 του τμήματος Α 
του τύπου κατάταξης λαμβάνεται υπόψη και ο κύκλος 
εργασιών από δημόσια και ιδιωτικά έργα, που πραγ¬ 
ματοποιήθηκε από τα στελέχη Μ.Ε.Κ. της επιχείρησης 
πσυ έχσυν Μ.Ε.ΕΠ. και αψσρά ατομικές επιχειρήσεις ή 
προσωπικές εταιρείες για την κατασκευή δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και τσ εξωτερικά, για τις 
χρήσεις της τελευταίας τριετίας, αν πρσκύπτει απά τα 
ανωτέρω προσδιοριζάμενα στοιχεία των ανωτέρω υπο¬ 
περιπτώσεων ί, ίί, ίίί, ίν, V, όπως αυτά έχσυν περιληψθεί 
στις δηλώσεις φορσλσγίας εισοδήματος των ανωτέρω 
στελεχών. 

Στις περιπτώσεις για τις σποίες θα χρησιμοπσιηθεί 
ο κύκλσς εργασιών των στελεχών αυτών για κατάταξη 
εργοληπτικής επιχείρησης σε κατηγορία και τάξη του 
Μ.Ε.ΕΠ. δεν επιτρέπεται αντικατάστασή τσυς από τη 


βασική και συμπληρωματική στελέχωση της επιχείρη¬ 
σης για δύσ (2) τουλάχιστον έτη απά την ημερομηνία 
έκδοσης της βεβαίωσης εγγραφής της. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αντικατάστασής τσυς εντός της διετίας, 
η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να καλέσει την 
επιχείρηση σε έκτακτη αναθεώρηση. 

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, 
υποβάλλονται επικυρωμένα τα αντίστοιχα παραστατι¬ 
κά κάθε στελέχσυς της εταιρείας, όπως αναφέρσνται 
ανωτέρω και κάθε άλλσ στοιχείσ που ζητείται από την 
υπηρεσία τήρησης τσυ Μ.Ε.ΕΠ.. 

β) Ως αριθμητής τσυ κλάσματος α2 λαμβάνεται το 
μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού 
της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρη¬ 
σης, ως «Σύνολσ Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση 
των Ειδικών Αφορσλάγητων Απσθεματικών Τεχνικών 
Επιχειρήσεων, στσ τμήμα αυτών που δεν έχει φορο¬ 
λογηθεί, του Οφειλάμενου Κεφαλαίου και των «ποσών 
που προορίζονται για Αύξηση Μετσχικσύ Κεφαλαίσυ». 
Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν απά την 
οικονομική κατάσταση τσυ πρσηγσύμενσυ έτους ή από 
προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται απά 
ορκωτά ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβο¬ 
λή της αίτησης. Γ ια το διαχωρισμό των Ειδικών Αφο¬ 
ρολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και 
τον προσδιορισμό τσυ τμήματος που έχει φορολογηθεί 
και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», 
απαιτείται ειδική βεβαίωση σρκωτού ελεγκτή. 

γ) Ως αριθμητής του κλάσματος α3 λαμβάνεται το 
μέγεθος των παγίων στοιχείων, που ανήκουν στην κυ- 
ριάτητα της εγγεγραμμένης στσ Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής 
επιχείρησης ή στην κατσχή της δυνάμει συμβάσεων 
χρηματσδστικής μίσθωσης, στα οποία περιλαμβάνεται 
η αξία γηπέδων, οικοπέδων, κτηρίων, μηχανολογικού 
εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, εκτάς των επιβα¬ 
τικών αυτοκινήτων. 

ί. Ως αξία των ιδιόκτητων παγίων για τα ακίνητα λαμ- 
βάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικει¬ 
μενική αξία που ισχύει κατά τσ χράνο υποβσλής της 
αίτησης η σποία βεβαιώνεται από συμβολαισγράφσ, 
είτε η αξία των ακινήτων (αξία κτήσης ή κόστος ιδιο- 
κατασκευής), όπως αυτή αναφέρεται στην σικσνομική 
κατάσταση τσυ προηγούμενου έτους ή στην προσωρινή 
σικσνσμική κατάσταση, χωρίς απσσβέσεις, που βεβαιώ¬ 
νεται απά ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από 
την υποβολή της αίτησης. Η επιχείρηση προσκσμίζει 
ειδική κατάσταση με βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην 
σποία περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ανωτέρω πάγια 
και υπολογίζεται η συνολική αξία αυτών. 

ϋ. Ως αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα 
επιβατικά αυτοκίνητα της επιχείρησης, λαμβάνεται η 
αναπάσβεστη αξία τους προσαυξημένη κατά τριάντα 
τοις εκατά (30%) μετά και την πραγματοπσίηση των 
απσσβέσεων πσυ πρσβλέπονται απά την κείμενη νσμο- 
θεσία. Η συνσλικά προσδιοριζάμενη αξία του ανωτέρω 
κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και 
των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκι¬ 
νήτων, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης 
αυτού. 

Εναλλακτικά και κατ’ επιλογή της επιχείρησης που 
υποβάλλει την αίτηση, λαμβάνεται υπάψη η αξία του 
ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλι- 
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σμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών 
αυτοκινήτων, μετά από εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. Η 
συνολικά προσδιοριζάμενη αξία του ανωτέρω κύριου 
και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των με¬ 
ταφορικών μέσων, εκτάς των επιβατικών αυτοκινήτων, 
δεν μπορεί να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την 
εκτίμηση που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση 
στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

Η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξο¬ 
πλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επι¬ 
βατικών αυτοκινήτων, προκύπτει από την οικονομική 
κατάσταση του προηγούμενου έτους της επιχείρησης ή 
από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται 
από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την 
υποβολή της αίτησης. 

Για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας του εξο¬ 
πλισμού και των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, 
περιλαμβανομένης της προσαύξησης αυτής κατά τριά¬ 
ντα τοις εκατό (30%), συνυποβάλλεται ειδική βεβαίωση 
ορκωτού ελεγκτή. 

Σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας του εξοπλισμού 
και των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης με χρήση 
ορκωτών εκτιμητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού 
εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμη¬ 
τών. 

ίίί. Στον αριθμητή του κλάσματος α3 συνυπολογίζεται 
και η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτάς από τα 
επιβατικά αυτοκίνητα, που ανήκουν στις κοινοπραξίες 
στις οποίες συμμετέχει η εργοληπτική επιχείρηση που 
κρίνεται, κατά τα ποσοστά συμμετοχής της σε αυτές, 
άπως προκύπτει απά τα προσκομιζόμενα συμφωνητικά 
σύστασης αυτών, αν δεν έχουν ειοφερθεί από τα μέλη 
τους προς αυτές. 

Ως αξία των παγίων αυτών λαμβάνεται η αναπόσβε- 
στη αξία τους προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατά 
(30%) μετά την πραγματοποίηση των αποσβέσεων που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η συνολικά 
προσδιοριζόμενη αξία του κύριου και βοηθητικού μη¬ 
χανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, 
εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν μπορεί να υπερ¬ 
βεί τη συνολική αξία κτήσης αυτού και αποδεικνύεται 
από τα τηρούμενα μητρώα παγίων της κοινοπραξίας. 

Εναλλακτικά και κατ’ επιλογή της επιχείρησης που 
υποβάλλει την αίτηση, λαμβάνεται υπάψη η αξία του 
κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και 
των μεταφορικών μέσων, εκτάς των επιβατικών αυτο¬ 
κινήτων, μετά απά εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. Η συ¬ 
νολικά προσδιοριζάμενη αξία του κύριου και βοηθητι¬ 
κού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών 
μέσων, εκτάς απά τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν μπορεί 
να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατά (75%) της 
αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα απά την εκτίμηση που 
θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Σε περίπτωση υπολογισμού της 
αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων της 
επιχείρησης με χρήση ορκωτών εκτιμητών συνυποβάλ¬ 
λεται έκθεση ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο 
Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. 

ίν. Ως αξία παγίων, που κατέχονται δυνάμει συμβάσε¬ 
ων χρηματοδοτικής μίσθωσης, λαμβάνεται εκείνη που 
προκύπτει απά τις σχετικές συμβάσεις μεταξύ της επι¬ 


χείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία μετέχει και της 
εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και προστίθεται 
στον αριθμητή α3. 

δ) Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως παρονομαστές 
στα κλάσματα α1, α2, α3 του Τμήματος Α του Τύπου 
Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση 
ορίζονται ως εξής: 

ί. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται 
σε δύο εκατομμύρια επτακάσιες χιλιάδες (2.700.000) 
ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε επτακάσιες πενήντα χιλιάδες 
(750.000) ευρώ και τα πάγια σε εκατάν πενήντα χιλιάδες 
(150.000) ευρώ, 

ίί. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται 
σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) 
ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες 
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και τα πάγια σε τριακάσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ, 

ίίί. για την πέμπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 
δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, τα ίδια κε¬ 
φάλαια σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακάσιες χιλιάδες 
(4.500.000) ευρώ και τα πάγια σε εννιακάσιες χιλιάδες 
(900.000) ευρώ, 

ίν. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 
τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, τα ίδια κεφά¬ 
λαια σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ και τα πά¬ 
για σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) 
ευρώ, 

V. για την έβδομη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε 
εκατάν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) ευρώ, τα ίδια 
κεφάλαια σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ 
και τα πάγια σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) 
ευρώ. 

3. Ανάλυση Τμήματος Β 

α) Ως αριθμητής του κλάσματος β1 λαμβάνεται το 
μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Παθητικού 
της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρη¬ 
σης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση 
των Ειδικών Αφορολάγητων Αποθεματικών Τεχνικών 
Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορο¬ 
λογηθεί, του Οφειλάμενου Κεφαλαίου και των «ποσών 
που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». 
Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν απά την 
οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από 
προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται απά 
ορκωτά ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβο¬ 
λή της αίτησης. Γ ια το διαχωρισμό των Ειδικών Αφο¬ 
ρολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και 
τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί 
και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», 
απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. 

Ως παρονομαστής του κλάσματος β1 λαμβάνεται το 
μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού 
της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης, ως «Σύνολο Ενεργητικού» και προκύπτει από 
την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή 
απά προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται 
απά ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την 
υποβολή της αίτησης. 

β) Ως αριθμητής του κλάσματος β2 λαμβάνεται το 
άθροισμα των μεγεθών που αναφέρονται στο σκέλος 
του Ενεργητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργο¬ 
ληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Παγίου Ενεργητικού», 
μετά την αφαίρεση των «Συμμετοχών και άλλων Μα- 
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κροπρόθεσμων Απαιτήσεων», όπως αυτές επίσης ανα- 
φέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης. 
Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την 
οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από 
προσωρινή κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό 
ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της 
αίτησης. 

Ως παρονομαστής του κλάσματος β2 λαμβάνεται το 
Σύνολο του Παγίου Ενεργητικού, όπως αυτό ορίζεται 
στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης, ως «Σύ¬ 
νολο Πάγιου Ενεργητικού», στην οικονομική κατάσταση 
του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική 
κατάσταση που βεβαιώνεται απά ορκωτό ελεγκτή και 
δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. 

γ) Ως αριθμητής του κλάσματος β3 λαμβάνεται το 
μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού 
της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρη¬ 
σης, ως «Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού», μετά 
την αφαίρεση των «Απαιτήσεων», όπως αυτές εγγρά- 
φονται στο σκέλος του Ενεργητικού, εξαιρουμένων των 
τιμολογημένων απαιτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά 
έργα. Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν απά 
την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή 
απά προσωρινή κατάσταση που βεβαιώνεται από ορ¬ 
κωτό ελε- γκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή 
της αίτησης της επιχείρησης. Για το διαχωρισμό των 
τιμολογημένων απαιτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά 
έργα απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην 
οποία επισυνάπτονται αντίγραφα των τιμολογίων που 
έχουν εκδοθεί. 

Ως παρονομαστής του κλάσματος β3 λαμβάνεται το 
μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού 
της επιχείρησης ως «Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενερ¬ 
γητικού» και προκύπτει απά την οικονομική κατάσταση 
του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική 
κατάσταση που βεβαιώνεται απά ορκωτό ελεγκτή και 
δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. 

Με απόφαση, που εκδίδεται από τον Υπουργό Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορί¬ 
ζονται ο τρόπος και η έκταση υπολογισμού της αξίας 
των παγίων που καλύπτονται από συμβάσεις χρημα¬ 
τοδοτικής μίσθωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης των ακινήτων, 
των οποίων η αξία δεν προσδιορίζεται αντικειμενικά 
και κάθε σχετικό θέμα. 

4. Ανάλυση Τμήματος Γ 

Ο Συντελεστής Κατάταξης καθορίζεται ως εξής: 
ί. για εταιρεία έβδομης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.: 300 
ίί. για εταιρεία έκτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.: 180 

ίίί. για εταιρεία πέμπτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.: 140 

ίν. για εταιρεία τέταρτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.: 90 

V. για εταιρεία τρίτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.: 70. 

5. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή 
του τύπου κατάταξης αποτελεί τη συνολική βαθμολογία 
της εργοληπτικής επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ.. 

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την κατά¬ 
ταξη των εταιρειών στην αντίστοιχη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. 
είναι η εξής: 


ί. για την έβδομη τάξη 

500 

βαθμοί 

ίί. για την έκτη τάξη 

250 

βαθμοί 

ίίί. για την πέμπτη τάξη 

170 

βαθμοί 

ίν. για την τέταρτη τάξη 

120 

βαθμοί 

V. για την τρίτη τάξη 

75 

βαθμοί 


6. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται με πρά- 
ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
ΔημόσιωνΈργων, καθορίζονται τα άρια του Συντελεστή 
Κατάταξης Γ, τα μεγέθη του τμήματος Α του Τύπου 
Κατάταξης που χρησιμοποιούνται σαν παρονομαστές 
των κλασμάτων α1, α2, α3 και η συνολική βαθμολογία 
ανά τάξη Μ.Ε.ΕΠ.. 

7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ο 
Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεμίας από αυτές λαμβά- 
νεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό ως εξής: 

α) Για τις δύο πρώτες, το άθροισμα των Συντελεστών 
Κατάταξης Γ της καθεμίας. 

β) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται 
το ογδάντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή Κατάτα¬ 
ξης Γ αυτής. 

γ) Για κάθε επάμενη, μέχρι και την έβδομη, στο ανω¬ 
τέρω άθροισμα προστίθεται το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) της τέταρτης, το εξήντα τοις εκατό (60%) της 
πέμπτης, το σαράντα τοις εκατό (40%) της έκτης και το 
τριάντα τοις εκατό (30%) της έβδομης των αντίστοιχων 
Συντελεστών Κατάταξης Γ που διαθέτουν. 

δ) Για τις πέραν της έβδομης δεν προστίθεται περαι¬ 
τέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ. 

Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισμά του 
Συντελεστή Κατάταξης Γ καθορίζεται από την επιχεί¬ 
ρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης. 

8. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται 
στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. η ενοποιημένη οικο¬ 
νομική κατάσταση της επιχείρησης που προέκυψε από 
τη συγχώνευση και υποβάλλει αίτηση και οι οικονομικές 
καταστάσεις του προηγούμενου έτους ή προσωρινές 
οικονομικές καταστάσεις που βεβαιώνονται απά ορκω¬ 
τά ελεγκτή και δημοσιεύονται πριν απά την υποβολή 
της αίτησης, κάθε επιχείρησης που συγχωνεύεται. Υπο¬ 
βάλλονται επίσης και τα αντίστοιχα παραστατικά που 
απαιτούνται για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασι¬ 
ών των χρήσεων των τριών (3) τελευταίων ετών. Από 
τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων προκύπτει το 
άθροισμα των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης, 
περιλαμβανομένων των σταθμίσεών τους (Α X 70% Η- 
Β X 30%) και εξάγεται ο Συντελεστής Κατάταξης Γ 
καθεμιάς. 

Άρθρο 100 

Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και επιπλέ¬ 
ον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για 
μικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες 
από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οι¬ 
κοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενι¬ 
κών και βιομηχανικών και ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση 
κατατάσσεται σε μία μάνο τάξη για κάθε κατηγορία. 
Με απάφαση που εκδίδεται απά τον Υπουργά Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων Έργων, μπορεί 
να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το 
περιεχάμενά τους με σκοπό τη μεγαλύτερη εξειδίκευ- 
ση των κατηγοριών και να ρυθμίζονται τα μεταβατικά 
ζητήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή. 

2. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδο¬ 
μη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. συνεπάγεται την κατάταξή της σε 
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όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η κατάταξη εργο¬ 
ληπτικής επιχείρησης στην έκτη ή στην πέμπτη τάξη 
του Μ.Ε.ΕΠ. συνεπάγεται την κατάταξή της σε όλες τις 
βασικές κατηγορίες έργων, αν κατά την επανάκρισή της 
πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξής της τουλάχιστον 
σε τέσσερις (4) από τις κατηγορίες αυτές. 

3. Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσ¬ 
σονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο τη 
στελέχωσή τους από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο 
Μ.Ε.Κ., χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, ως 
εξής: 

α) Στην Α1, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαμ¬ 
βάνει στη βασική της στελέχωσή τουλάχιστον έναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας. 

β) Στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαμ¬ 
βάνει στη βασική της στελέχωσή τουλάχιστον έναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. 
Α' βαθμίδας. 

4. Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργολη¬ 
πτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατά¬ 
ταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις: 

α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωσή τουλάχι¬ 
στον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας και έναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β'βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' 
βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ'βαθμίδας. 

β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέ¬ 
σεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εβδομήντα τριών χιλιά¬ 
δων τριακοσίων εξήντα οκτώ (73.368) ευρώ. 

5. Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται ερ¬ 
γοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του τύπου 
κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέ¬ 
σεις: 

α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωσή τουλά¬ 
χιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας ή έναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. 
Β' βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας. 

β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέ¬ 
σεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατόν σαράντα χιλιάδων 
οκτακοσίων εξήντα έξι (140.866) ευρώ. 

γ) Διαθέτει πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές 
αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας τριάντα 
πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (35.217) ευρώ. Τα 
πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, 
μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός 
από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα 
ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, είτε 
η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο, είτε 
η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά 
συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, 
όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. 
Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους 
προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 
του παρόντος. 

6. Στην τρίτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργο¬ 
ληπτική επιχείρηση με μορφή ανώνυμης εταιρείας, με 
εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής 
ελάχιστες προϋποθέσεις: 

α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωσή τουλάχι¬ 
στον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας. Εναλλακτικά 
μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ' 
βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας. 


β) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περί¬ 
πτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρό¬ 
ντος, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) 
των ιδίων κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται 
στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 
του παρόντος. 

γ) Διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην περί¬ 
πτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρό¬ 
ντος, αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται 
στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 
του παρόντος. 

δ) Να τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως αυτοί 
ορίζονται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 8 του 
παρόντος άρθρου. 

Γ ια τις εταιρείες που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. ή είναι εγγεγραμμένες σε τάξη κατώτερη της 
τρίτης, ο Συντελεστής Γ' του Τύπου Κατάταξης ορίζεται 
σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή 
Γ', όπως αυτός καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις 
για τις επιχειρήσεις τρίτης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

7. Για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης και 
σε πρόσθετες κατηγορίες έργων, εκτός της βασικής, 
απαιτείται να διαθέτει για καθεμία από αυτές συμπλη¬ 
ρωματική στελέχωσή. Τα στελέχη για καθεμία από τις 
πρόσθετες κατηγορίες έργων μπορεί να είναι τα ίδια 
πρόσωπα της βασικής στελέχωσης, εγγεγραμμένα σε 
αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα 
πρόσωπα. Για τη συμπληρωματική στελέχωσή κάθε πρό¬ 
σθετης κατηγορίας έργων, απαιτείται τουλάχιστον: 

α) Στην Α1 τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α' βαθμί¬ 
δας. 

β) Στην Α2 τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας 
ή δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας. 

γ) Στην πρώτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β' βαθμί¬ 
δας ή δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας. 

δ) Στη δεύτερη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ' βαθ¬ 
μίδας ή δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας. 

ε) Στην τρίτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας 
ή δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας. 

8. Στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη τάξη του 
Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή επιχειρήσεις που προέρ¬ 
χονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ., με την εφαρμογή του τύπου 
κατάταξης, αν διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋπο¬ 
θέσεις: 

α) Περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική 
τους στελέχωσή τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη, ελά¬ 
χιστο αριθμό τεχνικών εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Κ., ως 
εξής: 

ί. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων 
απαιτείται στελέχωσή τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών 
Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ' βαθ¬ 
μίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι και 
την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωσή 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας. Για 
κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική 
στελέχωσή ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας. 

ίί. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων 
απαιτείται στελέχωσή τουλάχιστον τεσσάρων (4) τε¬ 
χνικών Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ' 
βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι 
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την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση 
τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας. Για 
κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική 
στελέχωση ενάς (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας. 

ίίί. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων 
απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον έξι (6) τεχνικών 
Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας και τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ' 
βαθμίδας. Για κάθε πράσθετη κατηγορία έργων, μέχρι 
και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας. 
Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωμα¬ 
τική στελέχωση ενάς (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας 
ανά κατηγορία. 

ίν. Στην έβδομη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλά¬ 
χιστον δεκαοκτώ (18) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας και 
δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας. Απά τη 
στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα (12) 
τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε 
τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α' 
βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία ηλε- 
κτρομηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. 
Α' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία 
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. 

Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέμπτη και έκτη 
μπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συμπλη¬ 
ρωματική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α' 
βαθμίδας, με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας και 
ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς 
Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας. Για την έβδομη τάξη μπορούν να 
αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συμπλη¬ 
ρωματική της στελέχωση, μέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί 
Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθ¬ 
μίδας και μέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας 
με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας. 

Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη 
κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, μπο¬ 
ρεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης 
εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του 
Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα. 

β) Διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία 
τριετία για τη βασική κατηγορία έργων είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) του κύκλου εργασιών της τάξης στην 
οποία ζητείται η κατάταξη, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του 
παρόντος και πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε πρόσθετη 
κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για την 
έβδομη τάξη. 

γ) Διαθέτουν Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του 
παρόντος, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης στην οποία ζη¬ 
τείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος. 

δ) Διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην 
περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του 
παρόντος, αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις 
εκατό (50%) των παγίων της τάξης, στην οποία ζητείται 
η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος. 

Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις 
εκατό (30%) πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα 
και κτήρια) και το τριάντα τοις εκατό (30%) μηχανο¬ 
λογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, 
εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. 


ε) Ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη 
του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιμό¬ 
τητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικο¬ 
νομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική 
κατάσταση του τελευταίου πριν από την αναθεώρηση 
έτους για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολο¬ 
γισμός ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής, 
που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται 
πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής: 

ί. «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό ανα¬ 
γράφεται στο σκέλος του Παθητικού, προς το «Σύνολο 
Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται 
το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρό¬ 
θεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση 
τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν 
τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από 
βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και 

ίί. «Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό ανα¬ 
γράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού, προς τις «Βρα¬ 
χυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγρά¬ 
φονται στο σκέλος του Παθητικού. 

Οι δείκτες βιωσιμότητας, για επιχειρήσεις που κατα¬ 
τάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδο¬ 
μη πρέπει να είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, δηλαδή 
Ι.Κ./Σ.Υ.>1 και Κ.Ε./Β.Υ.>1. 

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., οι δείκτες βιωσιμότητας του νέου 
φορέα εξάγονται από τα οικονομικά μεγέθη της ενοποι¬ 
ημένης οικονομικής κατάστασης που καταρτίζεται και 
δημοσιεύεται από την επιχείρηση, πριν από την υποβολή 
της αίτησης προς την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. 

9. Οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 
99 του παρόντος Κώδικα, λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά 
την τακτική και την, με πρωτοβουλία της επιχείρησης, 
έκτακτη αναθεώρηση των επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και 
δεν θεωρούνται δυσμενές στοιχείο κατά την έννοια της 
παραγράφου 12 του άρθρου 92 του παρόντος, για τη 
διενέργεια έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

10. Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώ¬ 
τη και δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν απαιτείται νομική 
μορφή εταιρικού σχήματος. Για κατάταξη στις τάξεις 
τρίτη έως και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. απαιτείται νομική 
μορφή ανώνυμης εταιρείας. 

Άρθρο 101 

Αυτοδίκαιη διαγραφή 

1. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις διαγρά¬ 
φονται αυτοδίκαια στις εξής περιπτώσεις: 

α) Θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κα¬ 
τάσταση δικαστικής αντίληψης του φυσικού προσώπου 
που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατομική 
επιχείρηση. 

β) Διάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση του 
νομικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση. 

γ) Υποβολής στην Υπηρεσία αίτησης της επιχείρησης 
περί διαγραφής της συνοδευόμενης από τη βεβαίωση 
εγγραφής. 

δ) Μη υποβολής, μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 
97 του παρόντος, αίτησης τακτικής αναθεώρησης μέσα 
σε εξήντα (60) ημέρες από τη συμπλήρωση τριετίας ή 
εξαετίας σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 92 
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του παρόντος ή των στοιχείων που απαιτούνται, κατά 
την παράγραφο 4 του άρθρου 98 του παρόντος, για την 
έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης. 

2. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, μέσα σε ένα (1) μήνα από: 
α) τα χρόνο περιέλευσης στην υπηρεσία των στοιχείων 
των περιπτώσεων α' - γ' της παραγράφσυ 1, β) την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2 
του άρθρου 97 του παρόντος για την υποβολή αίτησης 
τακτικής αναθεώρησης, γ) την άπρακτη πάροδο της 
20ήμερης προθεσμίας της παραγράφσυ 4 του άρθρου 
98 του παρόντος και εφόσον δεν προσκομισθούν στοι¬ 
χεία για την αναθεώρηση εγγραφής της επιχείρησης. 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 98 του παρόντος 
εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις του παρό¬ 
ντος άρθρου. 

Άρθρο 102 

Όρια προϋπολογισμού έργων κατά τάξη 
επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. 

1. Τα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων, στα 
οπαία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλσγα με την 
τάξη εγγραφής τους, είναι τα ακόλουθα: 

α) για την Α1 τάξη ανώτατο άριο ενενήντα χιλιάδες 
(90.000) ευρώ, 

β) για την Α2 τάξη ανώτατο άριο τριακάσιες χιλιάδες 
(300.000) ευρώ, 

γ) για την πρώτη τάξη ανώτατο όριο επτακόσιες πε¬ 
νήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ, 
δ) για τη δεύτερη τάξη ανώτατο όριο ένα εκατομμύριο 
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και κατώτατσ 
εκατάν εβδσμήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ευρώ, 
ε) για την τρίτη τάξη ανώτατα άρισ τρία εκατομμύρια 
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ευρώ και κα¬ 
τώτατσ πεντακάσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, 
στ) για την τέταρτη τάξη ανώτατα άρισ επτά εκατομ¬ 
μύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ και κατώ¬ 
τατσ ένα εκατσμμύρισ τετρακάσιες χιλιάδες (1.400.000) 
ευρώ, 

ζ) για την πέμπτη τάξη ανώτατο όριο είκοσι δύο εκα¬ 
τομμύρια (22.000.000) ευρώ και κατώτατο τρία εκατομ¬ 
μύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ, 
η) για την έκτη τάξη ανώτατα όριο σαράντα τέσσερα 
εκατομμύρια (44.000.000) ευρώ και κατώτατο δέκα εκα¬ 
τομμύρια πεντακάσιες χιλιάδες (10.500.000) ευρώ, 
θ) για την έβδομη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο, 
ενώ το κατώτατο όριο είναι τριάντα πέντε εκατομμύρια 
(35.000.000) ευρώ. 

2. Τα κατώτατα άρια προϋπολογισμού έργων που επι¬ 
τρέπεται να αναλάβουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα Μ.Ε.ΕΠ. για έργα πσυ εκτελούνται στα νομό που 
βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, καθώς και σε ένα 
δεύτερα νσμό πσυ δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ. και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, 
ορίζονται για τις τάξεις που ισχύουν κατώτατα όρια, 
εκτός από την έβδομη τάξη, στο πενήντα τοις εκατό 
(50%) του κατώτατου ορίου προϋπολογισμού της τάξης 
τους. Η δήλωση αυτή γίνεται μέχρι την υποβολή της 
αίτησης επανάκρισης και ισχύει μέχρι την πρώτη, μετά 
την επανάκριση, αναθεώρηση της εγγραφής, χωρίς τη 
δυνατότητα ενδιάμεσης αλλαγής. 


3. Τα όρια ταυ άρθρου αυτού μπορεί να επανακαθο¬ 
ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, λαμβανσμένου υπό¬ 
ψη τσυ δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων 
έργων, όπως καθσρίζεται σύμφωνα με τις κείμενες δι¬ 
ατάξεις. 

Άρθρα 103 

Εγγραφή στα Μ.Ε.ΕΠ. εξειδικευμένων επιχειρήσεων 

1. Στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να εγγραφούν και εξειδικευ- 
μένες επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα έργα ή εργασίες: 
α) γεωτρήσεων, β) πρασίνσυ, γ) ειδικών μσνώσεων, 
δ) ανελκυστήρων, ε) ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στ) πλω¬ 
τών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, ζ) αποκαλύ¬ 
ψεων μεταλλείων και η) καθαρισμού και επεξεργασίας 
νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. 

2. Οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις που εγγράφονται 
στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 
κατατάσσονται σε μία από τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι 
και την τέταρτη. Στην τρίτη και τέταρτη τάξη κατατάσ¬ 
σονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με τη νσμική μορφή 
ανωνύμου εταιρείας. 

Για την κατάταξη των εξειδικευμένων εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων για έργα πρασίνσυ στην τρίτη τάξη, 
απαιτείται στη στελέχωσή τους να περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας πρα¬ 
σίνου και ένας (1) τεχνικάς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας πρασίνου 
με ειδικάτητα Γεωπόνου ή Δασολόγου, κάτοχοι άδειας 
άσκησης επαγγέλματσς γεωτεχνικού. Γ ια την κατάταξή 
τους στην τέταρτη τάξη απαιτείται στελέχωσή τσυλά- 
χιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας πρασίνσυ 
και ενάς (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας πρασίνου με 
ειδικάτητα Γεωπόνου ή Δασολόγου, κάτοχοι άδειας 
άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού. Για την κατάτα¬ 
ξη στην τρίτη και τέταρτη τάξη ανωνύμων τεχνικών 
εταιρειών, στην κατηγσρία των έργων πρασίνσυ, των 
οποίων η βασική στελέχωσή γίνεται με τεχνικσύς Μ.Ε.Κ. 
των κύριων κατηγσριών έργων, απαιτείται η κατ’ ελάχι¬ 
στο στελέχωσή τους με έναν (1) και δύο (2) αντιστοίχως 
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας πρασίνου. Σε όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τις αντικα¬ 
ταστάσεις των τεχνικών Μ.Ε.Κ. των κύριων κατηγσριών, 
μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικάς Μ.Ε.Κ. Δ' 
βαθμίδας πρασίνου με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθ¬ 
μίδας πρασίνου. 

3. Στην περίπτωση ανωνύμων τεχνικών εταιρειών, 
των οποίων η βασική στελέχωσή γίνεται με τεχνικσύς 
Μ.Ε.Κ. των κύριων κατηγσριών έργων και εγγράφσνται 
και στην εξειδικευμένη κατηγορία πρασίνου, θα πρέπει 
οι τεχνικοί Μ.Ε.Κ. πρασίνου Γεωπόνων ή Δασολόγων να 
καλύπτουν τουλάχιστον ποσοστά πενήντα τσις εκατά 
(50%) του συνολικού αριθμού τεχνικών Μ.Ε.Κ. πρασίνου 
που απαιτείται για τη στελέχωσή της επιχείρησης. 

4. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση γίνεται με 
βάση τα κριτήρια των άρθρων 96, 99 και τσυ παρόντος 
και ιδιαίτερα τα έργα που έχει εκτελέσει η επιχείρηση 
και τη στελέχωσή της. 

Άρθρσ 104 

Όρια πρσϋπσλογισμού έργων 
των εξειδικευμένων επιχειρήσεων 

1. Τα όρια του προϋπολογισμού έργων που μπορούν 
να αναλάβουν οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις προσδι- 
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ορίζονται με βάση τα όρια που ισχύουν κάθε φορά για 
τις βασικές κατηγσρίες έργων ανάλσγα με την τάξη 
κατάταξης. 

2. Για τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις για εργασίες 
πρασίνσυ, σε περίπτωση κσινοπραξίας δύο εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων τέταρτης τάξης, επιτρέπεται να ανα¬ 
λάβουν εργασίες πρασίνσυ μέχρι του ποσού των οκτώ 
εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (8.800.000) ευρώ. 

Αν κοινοπρακτούν περισσότερες από δύο εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις τέταρτης τάξης επιτρέπεται να 
αναλάβουν εργασίες πρασίνου μέχρι του ποσού των 
δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων 
(14.700.000) ευρώ. 

3. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Πε¬ 
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί 
να ορίζονται τα θέματα εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχει¬ 
ρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες και υποκατηγορίες 
ορισμένων έργων, η κατάταξη αυτών στις τάξεις του 
Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα όρια του προϋπολογισμού έργων 
που αυτές μπορούν να αναλαμβάνουν. 

Άρθρο 105 

Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα - 
Υποχρεώσεις υπηρεσιών 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιοσδήποτε νομικής 
μορφής που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. μπο¬ 
ρούν να αναλαμβάνουν, είτε ως μεμονωμένες επιχειρή¬ 
σεις είτε και σε κοινοπραξία μεταξύ τους την κατασκευή 
μικρών δημσσίων έργων, όπως σρίζεται στσν παρόντα 
Κώδικα, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά 
μητρώα, που τηρούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΔΤΥΝΑ). Δεν 
επιτρέπεται η κοινοπραξία επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στα νομαρχιακά μητρώα με επιχείρηση εγγεγραμ¬ 
μένη στο Μ.Ε.ΕΠ.. Κάθε επιχείρηση μπορεί να γραφεί 
στα μητρώα μιας μόνο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
Ειδικότερα η εγγραφή σε οποιαδήποτε από τα μητρώα 
που τηρούνται στις Ν.Α. του Νομού Αττικής θεωρείται 
ως εγγραφή για ολόκληρο το νομό. 

2. Για την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στα 
νομαρχιακά μητρώα απαιτείται: α) η στελέχωσή της από 
πρόσωπα που δικαιούνται εγγραφής σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, β) η απόδειξη εμπειρίας του στελέ¬ 
χους στην κατασκευή αντίστοιχων κατηγοριών έργων ή 
ειδικότερων εργασιών. Στα νομαρχιακά μητρώα απαγο¬ 
ρεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου. 

3. Η εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα ισχύει για μια 
τριετία. Μετά τη λήξη της η εγγραφή αναθεωρείται, με 
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 97 του παρόντος. Η 
εγγεγραμμένη επιχείρηση δικαιούται να λαμβάνει μέρος 
σε διαγωνισμούς και να εκτελεί έργα στο νομό της 
εγγραφής και σε ένα γειτονικό, που δηλώνεται από την 
ίδια κατά την εγγραφή ή την ανανέωση. Ως γειτονικοί 
νομοί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται 
και οι γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή παραθα¬ 
λάσσιοι νομοί. 

4. Γ ια την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στα 
νομαρχιακά μητρώα υποβάλλεται αίτηση της ενδιαφε- 
ρόμενης επιχείρησης και αποφασίζει το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο ΔημόσιωνΈργων της Ν.Α., ύστερα από σχε¬ 
τική εισήγηση της αρμόδιας για την τήρηση των μητρώ¬ 
ων υπηρεσίας. Η αίτηση συνοδεύεται με πιστοποιητικά 
εκτέλεσης έργων και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν 


την εμπειρία της επιχείρησης και την ύπαρξη των λοι¬ 
πών προϋποθέσεων εγγραφής. Ειδικά για την αναθεώ¬ 
ρηση εγγραφής τα αποδεικτικά εμπειρίας αφορούν την 
τελευταία τριετία. 

5. Η βεβαίωση εγγραφής περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία 
της επιχείρησης και του προσώπου που τη στελεχώ¬ 
νει, β) το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης, γ) τους νομούς 
στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιείται και δ) τις 
κατηγορίες των έργων ή εργασιών που μπορεί να ανα¬ 
λαμβάνει. 

6. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα ατο¬ 
μικές επιχειρήσεις διαγράφσνται αυτοδίκαια σε περί¬ 
πτωση θανάτου, συνταξιοδότησης του αυτοπροσώπως 
ασκούντος την επιχείρηση ή μη υποβολής εμπρόθεσμης 
αίτησης για αναθεώρηση της εγγραφής. 

7. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που εκτελεί έργο 
με ανάδοχο επιχείρηση εγγεγραμμένη σε νομαρχιακό 
μητρώο υποχρεούται στο τέλος του έργου να διαβιβάσει 
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει εκδώσει 
τη βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης, βεβαίωση για 
την καλή και έντεχνη εκτέλεση τσυ έργσυ. 

Ιδίως υπσχρεούται να αναφέρει: α) έκπτωση τσυ ανα- 
δόχου, β) χσρήγηση παράτασης χωρίς αναθεώρηση, 
γ) κακοτεχνία για την οποία τηρήθηκε η διαδικασία 
απσκατάστασης του άρθρου 60 του παρόντος ή έγινε 
σχετική σημείωση σε Πρωτόκσλλσ Προσωρινής Παρα¬ 
λαβής. Η υπηρεσία πσυ τηρεί το νομαρχιακό μητρώο 
υποχρεούται να ζητά πληροφορίες από τους φορείς 
που εκτέλεσαν έργο με ανάδοχο επιχείρηση εγγεγραμ¬ 
μένη στο μητρώο, εφόσον οι φορείς δεν αποστείλουν 
οίκοθεν τα στοιχεία αυτά. Παραλείψεις των αρμοδίων 
υπαλλήλων για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις αυτές 
απστελούν πειθαρχικό παράπτωμα. 

8. Τα στσιχεία της παραγράφσυ 7 καταχωρούνται στα 
νομαρχιακό μητρώο και λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κρίση επί της αιτήσεως ανανέωσης της εγγραφής. 

Άρθρο 106 

Συμμετοχή στις δημσπρασίες - Όρια πρσϋπολογισμσύ 

1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, 
σι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρή¬ 
σεις προσκσμίζουν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής 
σε αυτά και βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης 
στην σποία ενδεχομένως ανήκουν, ότι εξόφλησαν τις 
εισφορές τους σε αυτήν. Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία 
μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νσμαρχιακά 
Μητρώα και στα Μ.Ε.ΕΠ.. 

2. Οι εγγεγραμμένες στα νσμαρχιακά μητρώα επιχει¬ 
ρήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν έργα κατηγοριών του 
Μ.Ε.ΕΠ. με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των είκο¬ 
σι μίας χιλιάδων (21.000) ευρώ που αντιστοιχούν στην 
ειδικότητα των σπσυδών των εργοδηγών πτυχιούχων 
των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το 
V. 576/1977, και οι οποίοι έχουν τριετή κατασκευαστική 
εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους. Το όριο αυτό 
αυξάνεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ευρώ, σα¬ 
ράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ και πενήντα έξι 
χιλιάδες (56.000) ευρώ μετά τη συμπλήρωση εξαετίας, 
εννεαετίας και δωδεκαετίας από τη λήψη τσυ πτυχίσυ 
αντιστοίχως. 

3. Οι επιχειρήσεις πσυ ασκούνται από κατόχους σχε¬ 
τικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κα¬ 
τασκευαστική εμπειρία, από τη λήψη της άδειας, μπο- 
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ρούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που 
αντιστοιχούν στις άδειες και με προϋπολογισμά μέχρι 
δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. Το όριο αυτό αυξά¬ 
νεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) 
ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ ή πενήντα 
τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ, όταν έχουν ή αποκτήσουν 
εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπει¬ 
ρία, αντιστοίχως, από τη λήψη της άδειας. 

4. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέ¬ 
χνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστι¬ 
κή εμπειρία, μπσρσύν να αναλάβουν έργα κατηγοριών 
του Μ.Ε.ΕΠ. που αντιστοιχούν στην εμπειρία τσυς με 
προϋπσλογισμό μέχρι δεκασκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. 
Τσ όρια αυτό αυξάνεται μέχρι του ποσού των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) 
ευρώ ή πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ, όταν 
έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετρα- 
ετή κατασκευαστική εμπειρία αντιστσίχως. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
αναλόγως και για επιχειρήσεις που ασκούνται από υπο¬ 
μηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία 
από τη λήψη του πτυχίου. Οι επιχειρήσεις αυτές μπσ- 
ρούν να αναλάβουν έργα προϋπολογισμού μέχρι του 
ποσού των σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ευρώ. 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Πε¬ 
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί 
να ορίζονται τα θέματα τήρησης από τις νσμαρχιακές 
αυτσδισικήσεις μητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
των πτυχιούχων εργοδηγών, των κατόχων σχετικών 
αδειών και των εμπειρστεχνών, τα όρια ταυ προϋπσ- 
λογισμού δημοσίων έργων πσυ επιτρέπεται να αναλαμ¬ 
βάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, σ τρόπος αξιολόγησης 
των επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξής τσυς στα 
ανωτέρω νομαρχιακά μητρώα, καθώς και οι περιπτώσεις 
μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορούν να 
αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) 

Άρθρο 107 
Τήρηση του Μ.Ε.Κ. 

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών 
(Μ.Ε.Κ.) γίνεται με αίτηση των ενδιαφερόμενων τεχνικών 
διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην 
ανώτερων τεχνικών σχολών που ασχολούνται με την 
παραγωγή έργων σε οπσιοδήπστε στάδιο (μελέτη, κα¬ 
τασκευή, επίβλεψη). 

Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε μία από τις 
βαθμίδες εμπειρίας που προβλέπει η παράγραφος 5 και 
για καθεμιά από τις κατηγορίες έργων όπως αυτές ορί¬ 
ζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 του παρόντος 
και στις εξειδικευμένες εργασίες, όπως σρίζονται στην 
παράγραφσ 1 τσυ άρθρου 103 του παρόντος. 

2. Η τήρησή του Μ.Ε.Κ. γίνεται από την αρμόδια υπη¬ 
ρεσία της Γ.Γ.Α.Ε. τσυ Υπσυργείσυ Περιβάλλοντσς, Χω- 
ρσταξίας και Δημόσιων'Εργων. 

3. Η εγγραφή, η κατάταξη σε κατηγορίες έργων και 
βαθμίδες, η επέκταση σε άλλες κατηγσρίες και η εξέ¬ 
λιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται από την Επιτροπή 
Μ.Ε.Κ.. 


Κατά τα λοιπά για την τήρηση τσυ Μ.Ε.Κ. εφαρμόζο¬ 
νται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος 
Κώδικα. 

4. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. γίνεται ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερόμενου, που ζητεί επίσης την κατάταξή του 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων και την αντίστοιχη 
σε κάθε κατηγσρία βαθμίδα. Για την εγγραφή ο ενδια¬ 
φερόμενος υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματι¬ 
κές ή επιστημονικές απασχολήσεις τσυ, πιστοποιητικό 
Δήμου ή Κοινότητας ή αντίστοιχο σημείωμα βάσει των 
στοιχείων της ταυτότητάς του, δήλωση τσυ ν.1599/1986 
για τις απασχολήσεις τσυ στο κύκλωμα παραγωγής 
έργων, με μνεία κάθε συγκεκριμένου έργου του χρόνου 
και του είδους της απασχόλησης που θα συνοδεύεται 
από σχετικές βεβαιώσεις αν δεν πρσκύπτσυν τα σχε¬ 
τικά στοιχεία από πιστοποιητικά του Μ.Ε.Κ. και κάθε 
άλλο πρόσφορο στοιχείο. Η εγγραφή και κατάταξη στο 
Μ.Ε.Κ. ισχύει μέχρις ότσυ γίνει τυχόν ανακατάταξη με 
αίτηση τσυ ενδιαφερομένου ή διαγραφή σύμφωνα με 
την παράγραφσ 11. 

Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Κ. κατά τα 
λσιπά εφαρμόζσνται ανάλσγα σι διατάξεις τσυ άρθρσυ 
96 τσυ παρόντος. 

5. Ο αριθμός των βαθμίδων εμπειρίας σε κάθε ειδι¬ 
κότητα ορίζεται σε τέσσερις (4). Οι διπλωματούχοι ή 
πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατα¬ 
τάσσονται στην πρώτη βαθμίδα εμπειρίας μετά τριετία 
από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος. Μπορεί να 
γίνει κατάταξη απευθείας στη δεύτερη βαθμίδα αν έχει 
συμπληρωθεί πενταετία από την άσκηση τσυ επαγγέλ- 
ματσς και εφόσσν απσδεικνύεται σχετική εμπειρία. Οι 
πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών κατατάσσο¬ 
νται πάντοτε στην πρώτη βαθμίδα μετά πενταετία από 
την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων'Εργων ρυθμίζεται ο ελάχιστος χρόνος που 
απαιτείται κατά κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο 
σπουδών για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και 
κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εγγραφή, κατάταξη 
και εξέλιξη σε βαθμίδες του Μ.Ε.Κ.. 

6. Η επέκταση της εγγραφής σε άλλες κατηγορίες και 
η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλει και όλα τα 
σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία. Αίτηση για επέκταση 
σε άλλες κατηγσρίες και για εξέλιξη από βαθμίδα σε 
βαθμίδα είναι απαράδεκτη πριν περάσει ένα (1) έτος 
από την απόρριψη σχετικού αιτήματος. 

7. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των διπλω¬ 
ματούχων ή πτυχιούχων ΑΕΙ απαιτείται για όλες τις κα¬ 
τηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή 
ή έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εννιά (9) έτη απασχόληση 
σε μελέτη. Αν η απασχόληση είναι εναλλασσόμενη, ο 
χρόνος απασχόλησης σε επίβλεψη και μελέτη ανάγεται 
σε χρόνο κατασκευής για τη συμπλήρωση των τριών (3) 
ετών κατά τη σχετική αναλογία των πιο πάνω συνολικών 
απαιτήσεων χρόνου κατά απασχόληση. Ειδικά για την 
εξέλιξη από τη Γ' βαθμίδα στη Δ' για όλες τις κατηγο¬ 
ρίες έργων απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε 
κατασκευή που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου 
είδους απασχόληση. 




ΦΕΚ116 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1767 


8. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των πτυ- 
χιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών απαιτείται για 
όλες τις κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε 
κατασκευή ή οκτώ (8) έτη σε επίβλεψη. Γ ια την αναγωγή 
των ετών εναλλασσόμενης απασχόλησης ισχύει το δεύ¬ 
τερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. Ειδικά για 
την εξέλιξη από τη Γ' βαθμίδα στη Δ' απαιτείται απα¬ 
σχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν μπορεί 
να αναπληρωθεί με άλλου είδους απασχάληση. 

9. Στους τεχνικούς γενικά, ανεξάρτητα από τίτλο 
σπουδών, που εγγράφονται για πρώτη ψαρά στην Α' 
και Β' βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αλλά έχουν πλεονάζουσα 
προϋπηρεσία σε κατασκευή, επίβλεψη ή μελέτη, επιτρέ¬ 
πεται να επικαλεσθούν την πείρα που προκύπτει απά 
την προϋπηρεσία τους για την προαγωγή μέχρι τη Γ 
βαθμίδα, μετά απά παραμονή δύο (2) ετών στην Α' και 
δύο (2) ετών στη Β' βαθμίδα. Η εκτίμηση της προϋπη¬ 
ρεσίας γίνεται με αναγωγή του χράνου απασχάλησης 
σύμφωνα με τις αναλογίες των παραγράφων 7 και 8. 

10. Κατά τα λοιπά για την επέκταση και εξέλιξη εφαρ- 
μάζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 96 του πα- 
ράντος. 

11. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. διαγράφονται αυτο¬ 
δίκαια σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδάτησης απά 
το ΤΣΜΕΔΕ. 

12. Γ ια την αυτοδίκαιη διαγραφή εκδίδει κατ’ έτος 
σχετική διαπιστωτική πράξη η επιτροπή Μ.Ε.Κ.. 

13. Με τις ενδείξεις του Μ.Ε.Κ. παρακολουθείται η εξέ¬ 
λιξη της εμπειρίας των εγγεγραμμένων, ώστε να μπορεί 
να γίνεται η αναθεώρηση της κατάταξης σε κατηγορίες 
έργων και βαθμίδες. 

14. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται 
σε άλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται απά την υπη¬ 
ρεσία και ιδίως στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της επάμενης 
παραγράφου. 

15. Για κάθε δημάσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει 
υποχρεωτικά πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ.. Το πιστοποιητικά 
συντάσσεται οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου 
και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή σε έκτακτες πε¬ 
ριπτώσεις, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τα 
πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία 
που σχετίζεται με πράσωπα εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Κ. 
ή που έχουν τα τυπικά προσάντα για να εγγραφούν σε 
αυτά και που ασχολήθηκαν με το έργο απά της πλευράς 
του αναδόχου ή των σχετιζάμενων με αυτάν επιχει¬ 
ρήσεων, άπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις. 
Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. διαβιβάζονται απευθείας στην 
αρμάδια για την τήρηση του Μ.Ε.Κ. υπηρεσία. 

Με απάφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων'Εργων ορίζονται τα στοιχεία που 
πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, 
ποιοι τα εκδίδουν και τα επιβεβαιώνουν, τα χρονικά 
διαστήματα κατά τα οποία υποβάλλονται, τα θέματα 
που σχετίζονται με τη λήψη από την υπηρεσία όλων 
των στοιχείων και κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια. 
Με άμοια απόφαση ρυθμίζονται τα ανάλογα θέματα για 
τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών για 
ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούνται στην αλλοδαπή 
ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις. 

16. Τα στοιχεία και πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. που είναι υπο¬ 
χρεωμένες να διαβιβάζουν οι υπηρεσίες των φορέων 
του δημάσιου τομέα που εκτελούν έργα είναι: 


α) ετήσια πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ., 

β) πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. για κάθε εργολαβία της οποί¬ 
ας γίνεται προσωρινή παραλαβή ή η παραλαβή αυτή 
θεωρείται συντελεσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, 

γ) δελτία εκτάκτων στοιχείων ή επιθεωρήσεων. 

17. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου αναφέρονται σε συγκεκριμένα πράσωπα κατά 
έργο και περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό τους, πα¬ 
τρώνυμο κ.λπ., το ρόλο που διαδραμάτισαν κατά την 
εκτέλεση του έργου με διάκριση της απασχάλησης (με¬ 
λέτη, κατασκευή, επίβλεψη) και εκτίμηση της απάδοσης. 
Ανάλογα στοιχεία περιλαμβάνουν και τα δελτία εκτά¬ 
κτων συμβάντων ή επιθεωρήσεων. Κατά τα λοιπά για 
τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. της προηγουμένης παραγράφου 
εφαρμάζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του 
άρθρου 92 του παράντος. Τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ. και 
Μ.Ε.Κ. συνδυάζονται κατά εργολαβία. 

18. Για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. ιδιωτικών έργων ή έρ¬ 
γων στην αλλοδαπή ή για σχετιζόμενες με τα έργα 
δραστηριάτητες που δεν πραγματοποιούνται στους 
εργοταξιακούς χώρους εφαρμάζονται ανάλογα οι δι¬ 
ατάξεις του άρθρου 92 του παράντος. 

19. Οι ενδείξεις των πιστοποιητικών για τα πράσωπα 
που έχουν τα τυπικά προσόντα για την εγγραφή στο 
Μ.Ε.Κ., αλλά δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένα σε αυτό, 
ταξινομούνται, για να χρησιμοποιηθούν για την κατά¬ 
ταξή τους, αν τα πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή 
τους. 

20. Η απάδειξη εμπειρίας πριν απά τη λειτουργία του 
Μ.Ε.Κ. γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν απά την 
έναρξη ισχύος του ν.1418/1984 διατάξεις για τα πιστο¬ 
ποιητικά των εργοληπτών δημοσίων έργων. 

21. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικάτη- 
τες, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. 
ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε 
προσδιορίζεται και στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 
συνταξιούχοι των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών 
του δημόσιου τομέα, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσε¬ 
ων που ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να 
στελεχώνουν επί μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις 
και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθω¬ 
σης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. 
μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότησή τους. 
Επίσης, για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω 
συνταξιούχοι στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται 
πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί 
του προηγούμενου εδαφίου. Παράβαση των διατάξεων 
των προηγούμενων εδαφίων, καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
διαπιστούμενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της 
επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. και του τεχνικού από το 
Μ.Ε.Κ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημάσιων Έργων. 

Άρθρο 108 

Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών 

1. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθμίδες του 
Μ.Ε.Κ. γίνεται απά την Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας 
Κατασκευαστών. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται επίσης 
κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τράπο τήρησης του 
Μ.Ε.Κ. για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού του, 
τον τράπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πι- 
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στοποιητικά και γενικά παρακολουθεί την όλη τήρηση 
του Μ.Ε.Κ. και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικές εκθέσεις. 
Κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τις εκθέσεις αυτές 
μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από: 

α)Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων, ως πρόεδρο. 

β) Τέσσερις (4) υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών με 
οποιαδήποτε σχέση, από τους οποίους οι δύο (2) του¬ 
λάχιστον είναι τεχνικοί 

γ) Δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που ορίζονται με τους αναπληρω¬ 
τές τους από το Τ.Ε.Ε.. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των πανελληνίων επαγγελμα¬ 
τικών ενώσεων των τεχνικών που έχουν το δικαίωμα να 
εγγραφούν στο Μ.Ε.Κ. και δεν είναι μέλη του Τ.Ε.Ε.. 

ε)Έναν (1) εκπρόσωπο των επαγγελματικών εργολη¬ 
πτικών ενώσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση ζ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 93 του παρόντος. 

3. Η Επιτροπή Μ.Ε.Κ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι 
παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσε¬ 
ρα από τα μέλη της. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία 
της και την υποβολή των εκθέσεων που προβλέπει η 
παράγραφος 1 εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες 
διατάξεις του άρθρου 95 του παρόντος. 

4. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργανι¬ 
σμός με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων και στον οποίο μεταβιβά¬ 
ζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 92, 96 και 107 του 
παρόντος, που αναφέρονται σε θέματα εγγραφής και 
αναθεώρησης εγγραφής, με την επιφύλαξη των διατά¬ 
ξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής των 
δύο ανωτέρων τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ.. 

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι αρμοδιό¬ 
τητες της εποπτείας, τα της διοίκησης του οργανισμού 
αυτού, η στελέχωσή του, ο τρόπος λειτουργίας των 
επιτροπών κατάταξης και αναβάθμισης των πτυχίων 
στα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που προ¬ 
έρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με 
το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται ότι μέχρι 
την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του 
οργανισμού αυτού είναι δυνατή η απόσπαση προσωρινά 
στον οργανισμό τσυ αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων 
εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που 
είναι αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων Μ.Ε.ΕΠ. και 
Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνες λειτουργίας του νομικού προσώπου 
βαρύνουν τους πόρους του. 

Μέχρι την ίδρυση του νομικού προσώπου, μπορεί να 
επιβάλλεται στους ενδιαφερομένους, με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, εισφορά για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώ¬ 
ρηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της 
Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της 
Γ ενικής Γ ραμματείας ΔημόσιωνΈργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, ανά¬ 


λογη με την τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα του 
ενδιαφερομένου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζσνται τα 
θέματα του ειδικού έντοκου λογαριασμού στον οποίο 
κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και δια¬ 
χείριση του λογαριασμού αυτού, καθώς και η κάλυψη 
από το λογαριασμό αυτόν των δαπανών που αφορούν 
στη μηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδομή της 
Διεύθυνσης Μητρώων και Τ εχνικών Επαγγελμάτων της 
Γενικής Γραμματείας ΔημόσιωνΈργων του Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων 
και στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των 
μελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του 
προσωπικού της πιο πάνω Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση 
από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Με το προεδρικό 
διάταγμα ρυθμίζεται και το θέμα μεταφοράς του ειδι¬ 
κού έντοκου λογαριασμού στο ιδρυθησόμενο νομικό 
πρόσωπο. 

Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων μπορεί από 
τον ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Μητρώων και 
Τ εχνικών Επαγγελμάτων να καλύπτονται και οι δαπάνες 
που αφορούν την αμοιβή ειδικών συμβούλων οποιοσδή¬ 
ποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού, νομικού, οργά¬ 
νωσης κ.λπ.) και του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευ¬ 
ών που ιδρύθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2576/1998 για την 
υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Μητρώων και 
Τεχνικών Επαγγελμάτων, τις αμοιβές για υπερωριακή 
απασχόληση, για τη λειτουργία ομάδας εργασίας, για 
εκτός έδρας αποζημίωση, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Άρθρο 109 

Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. διπλωματούχων ΑΕΙ 

1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των διπλωματούχων ανώτα¬ 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων 
σχολών της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παρα¬ 
γωγή έργων, γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων 
ή εξειδικευμένες εργασίες, μετά τριετία από την έναρξη 
άσκησης του επαγγέλματος με βάση την ειδικότητα του 
διπλώματος και το χρόνο απασχόλησης: 

α) Των πολιτικών μηχανικών στις κατηγορίες έργων 
οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιο¬ 
μηχανικών και ενεργειακών έργων. 

β) Των αρχιτεκτόνων μηχανικών στην κατηγορία οι¬ 
κοδομικών έργων και στα έργα πρασίνου των λοιπών 
κατηγοριών. 

γ) Των αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών στις κα¬ 
τηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών 
και λιμενικών. 

δ) Των ηλεκτρολόγων μηχανικών, των μηχανολόγων 
μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων μηχανικών 
και των ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών στην κα¬ 
τηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών 
και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των 
υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν 
υδραυλικά έργα υπό πίεση. 

ε) Των ναυπηγών μηχανικών και των ναυπηγών μηχα¬ 
νολόγων μηχανικών στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις 
ναυπηγείων. 

στ) Των μηχανικών μεταλλείων στην κατηγορία των 
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα ση¬ 
ράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων. 
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ζ) Των μεταλλουργών μηχανικών στην κατηγορία των 
βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα κα¬ 
θαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών 
και αερίων απσβλήτων. 

η) Των χημικών μηχανικών στην κατηγσρία των βιο¬ 
μηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα καθα¬ 
ρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και 
αερίων αποβλήτων. 

θ) Των ηλεκτρονικών μηχανικών στα έργα ηλεκτρο- 
νικσύ εξσπλισμσύ. 

2. Στα Μ.Ε.Κ. εγγράφονται επίσης και σι παρακάτω 
διπλωματσύχσι ή πτυχισύχσι ΑΕΙ πσυ κατατάσσονται 
στις ακόλσυθες εξειδικευμένες εργασίες: 

α) Οι γεωπάνσι στα έργα πρασίνσυ. 
β) Οι δασολάγσι στα έργα πρασίνσυ. 
γ) Οι γεωλάγσι στα έργα σηράγγων και γεωτρήσε¬ 
ων. 

3. Όσοι από τους παραπάνω διπλωματούχους ή πτυχι- 
ούχους ΑΕΙ εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. για εξειδικευμένες 
εργασίες και όχι για πλήρεις κατηγσρίες μπσρούν να 
στελεχώσσυν εξειδικευμένες επιχειρήσεις που αντι¬ 
στοιχούν στην ειδικότητά τους και λαμβάνονται υπόψη 
για τη συμπληρωματική στελέχωση των επιχειρήσεων 
γενικά ή όταν το απαιτεί ρητά η διακήρυξη. 

Άρθρο 110 

Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. Υπομηχανικών Πτυχιούχων ΤΕΙ 
και πρώην ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤΕΕ 

1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των πτυχιούχων υπομηχανικών, 
των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής 
ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται 
με την παραγωγή έργων γίνεται μετά από πενταετία 
από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος με βάση 
την εμπειρία τους σε έργα και σε κατηγσρίες έργων 
αντίστοιχες με τις ειδικότητες των σπουδών τους, στις 
εξής κατηγσρίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες: 

α) Των πολιτικών υπομηχανικών στις κατηγσρίες σδο- 
ποιίας, οικοδσμικών, υδραυλικών, λιμενικών και βισμη- 
χανικών και ενεργειακών έργων. 

β) Των ηλεκτρσλόγων, των μηχανολόγων και των 
ηλεκτρολόγων - μηχανολόγων υπομηχανικών στην κα¬ 
τηγσρία των ηλεκτρσμηχανολογικών και βιομηχανικών 
και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των 
υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν 
υδραυλικά έργα υπό πίεση. 

γ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Πολιτικών Δο¬ 
μικών Έργων και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των 
ΚΑΤΕΕ Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης 
Δομικών Έργων στην κατηγσρία των οικοδσμικών έρ¬ 
γων όπως και στην κατηγορία των βιομηχανικών και 
ενεργειακών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν 
δομικά έργα. 

δ) Τ ων πτυχιούχων ΤΕΙ του Τ μήματος Πολιτικών Έρ¬ 
γων Υποδομής και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των 
ΚΑΤΕΕ, Τ μήματος Τ εχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης 
Συγκσινωνιακών και ΥδραυλικώνΈργων στις κατηγορίες 
οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων. 

ε) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Τοπογραφίας και 
των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος 
Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγσρίες σδοποίίας, 
υδραυλικών και λιμενικών έργων. 


στ) Τ ων πτυχιούχων ΤΕΙ των Τ μημάτων Μηχανολογίας, 
Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής και Μηχανολο¬ 
γικών κατασκευών - εγκαταστάσεων και παραγωγής, 
όπως και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, 
Τ μήματος Τ εχνολόγων Μηχανολόγων και Τ εχνολόγων 
Ηλεκτρολόγων, στις κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογι- 
κών έργων και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Οι 
πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τ μημάτων Μηχανολογίας και Μηχα¬ 
νολογικών κατασκευών και οι πτυχιούχοι πρώην ΑΣΤΕΜ 
των ΚΑΤΕΕ, Τ μήματος Τ εχνολόγων Μηχανολόγων, εγ- 
γράφονται και στην κατηγορία υδραυλικών έργων για 
τα περιλαμβανόμενα σ' αυτήν υδραυλικά υπό πίεση. 

ζ) Τ ων πτυχισύχων ΤΕΙ του Τ μήματος Ναυπηγικής, των 
Ναυπηγών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην 
ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τ μήματος Τ εχνολόγων Ναυπηγών, 
στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων. 

η) Των πτυχισύχων ΤΕΙ των Τμημάτων Αυτσματισμού, 
Ηλεκτρσνικής και Ηλεκτρσνικών υπολσγιστικών συστη¬ 
μάτων, όπως και των Ηλεκτρσνικών Υπσμηχανικών και 
των πτυχισύχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματσς 
Τεχνσλόγων Ηλεκτρσνικών, στα έργα ηλεκτρονικσύ 
εξσπλισμσύ. 

θ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑ¬ 
ΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Χημικών Πετρελαίου, στα 
έργα γεωτρήσεων. 

2. Στσ Μ.Ε.Κ. εγγράφσνται και κατατάσσονται επίσης 
οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι γεωπονίας και τεχνολόγοι 
δασοπονίας στα έργα πρασίνσυ. 

3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρ¬ 
μόζεται και για τους εγγραφόμενους στο Μ.Ε.Κ., σύμ¬ 
φωνα με τσ παρόν άρθρο. 

4. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά 
με την εγγραφή στσ Μ.Ε.Κ. θέματα των διπλωματσύχων 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πτυχιού¬ 
χων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην 
ανώτερων τεχνικών σχολών. 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ 
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 111 
Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους του Κώ¬ 
δικα, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις 
παραγράφσυς 2 έως 13. 

2. «Δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι συμβάσεις εξ 
επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς με¬ 
ταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και 
μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν 
ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη 
μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών πσυ αφσρούν μία 
από τις δραστηριότητες πσυ αναφέρονται στσ Παράρ¬ 
τημα I ή ενός έργσυ, είτε ακόμη την πραγματσπσίηση, 
με σπσιαδήπστε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρί- 
νεται στις επακριβώς σριζόμενες από την αναθέτσυσα 
αρχή ανάγκες. Ως «έργα», νοείται το αποτέλεσμα ενός 
συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικσύ 
μηχανικσύ πσυ πρσσρίζεται να πληρσί αυτό καθαυτό 
μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 
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3. «Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» είναι μια 
σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά 
με μια δημάσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός 
ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλει¬ 
στικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο 
δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. 

4. «Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μια συμφωνία που συ- 
νάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέ¬ 
ων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που 
διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν 
κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον 
αφορά στις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες 
ποσότητες. 

5. «Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μια καθ’ ολοκλη¬ 
ρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας 
χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά 
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτου- 
σας αρχής και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή 
καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα, ο 
οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβά¬ 
λει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

6. «Ηλεκτρσνικός πλειστηριασμός» είναι μια επανα¬ 
ληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό 
μηχανισμό παρσυσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή και 
νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προ¬ 
σφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρ¬ 
κτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας 
την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδσυς αξι¬ 
ολόγησης. 

7. «Εργολήπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προ¬ 
σώπων ή και οργανισμών, που αναλαμβάνει αντιστοίχως 
την εκτέλεση εργασιών ή και έργων. 

Ο όρος «οικονομικός φορέας» καλύπτει την έννοια 
«εργολήπτης». 

Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά 
αναφέρεται ως «προσφέρω». Εκείνος που έχει ζητήσει 
να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδι¬ 
κασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση αναφέρεται ως 
«υποψήφιας». 

8. «Αναθέτσυσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου 
και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές 
ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου. 

Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε ορ¬ 
γανισμός: 

α) σ οπσίσς έχει συσταθεί με συγκεκριμένα σκσπό 
την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν 
εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, 

β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και 

γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά 
το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπι¬ 
κής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου, ή η διαχείριση ταυ οπσίσυ υπόκειται σε έλεγχο 
ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου 
περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, 
του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου διορίζεται 
από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από 
άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 


Οι οργανισμοί και οι κατηγορίες οργανισμών δημοσίου 
δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθμού- 
νται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α', β' και γ', παρατίθε¬ 
νται στο Παράρτημα III. Οι σχετικοί πίνακες μπορούν να 
εμπλουτίζονται με την προσθήκη και άλλων οργανισμών 
ή κατηγσριών σργανισμών δημοσίσυ δικαίου. 

9. «Κεντρική αρχή προμηθειών» είναι μια αναθέτουσα 
αρχή η οποία είτε αποκτά προϊόντα ή και υπηρεσίες 
που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές είτε αναθέτει 
δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσια για 
έργα, που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές. 

10. α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στσ 
πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. 

β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι σι διαδικασίες, στις 
σπσίες κάθε οικσνσμικός φορέας μπορεί να ζητήσει 
να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον 
οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την 
αναθέτσυσα αρχή μπσρούν να υποβάλουν προσφορά. 

γ) «Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδι¬ 
κασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρ¬ 
χές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της 
επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της 
σύμβασης με έναν ή περισσότερσυς από αυτσύς. 

11. Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων 
ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται, αναπαρά- 
γεται και στη συνέχεια γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται 
και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. 

12. «Ηλεκτρονικό μέσο» είναι ένα μέσο που χρησιμοποι¬ 
εί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμ- 
βανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και απσθήκευσης 
δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παρα- 
λαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδισκύματα, 
με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

13. Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις» 
(Οσπιπιοη ΡΓσουΓθίπθπί ϊ/οοαδυΙαΓγ - ΟΡΝ/), επισημαίνε- 
ται η σνοματσλσγία αναφοράς που εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε με τον Κα¬ 
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 (ΕΕ I. 340 16/12/2002), ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστσιχία με τις άλλες 
υπάρχουσες ονοματσλογίες. 

Σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων 
διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας ΟΡν και της ονο¬ 
ματολογίας της ΝΑΟΕ που χρησιμοποιείται στο Παράρ¬ 
τημα I, υπερισχύει η ονοματσλογία ΝΑΟΕ. 

Άρθρο 112 

Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων 

Οι αναθέτσυσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονο¬ 
μικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας 
με διαφάνεια. 

Άρθρο 113 

Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί 

στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

Κατά τη σύναψη δημσσίων συμβάσεων έργων από τις 
αναθέτσυσες αρχές εφαρμόζσνται στις σχέσεις με τα 
λοιπά κράτη - μέλη εξίσου ευνοϊκοί όροι με εκείνους που 
παρέχονται στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών 
κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας περί δημοσίων συμβά¬ 
σεων, η σποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγμα¬ 
τεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ΘΆΤΤ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 

Άρθρο 114 

Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων 

συμβάσεων 

1. Οι διατάξεις του παράντος μέρους εφαρμάζονται 
στις δημάσιες συμβάσεις έργων, που δεν εμπίπτουν στις 
εξαιρέσεις πσυ προβλέπσνται στα άρθρα 117, 118, 119, 
120,121 και των σπσίων η εκτιμώμενη αξία εκτάς φόρου 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή ανώτερη από 
τα κατώτατα όρια των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων 
εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (5.278.000) ευρώ. 

Το ποσό αυτό επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειασθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρ¬ 
θρου 77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται 
επίσης και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων 
τσυ ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α'), σι διατάξεις ταυ σποίου 
εφαρμόζονται συμπληρωματικώς, κατά το μέρος που 
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 115 

Συμβάσεις πσυ επιδστούνται σε ποσσστό μεγαλύτερσ 
του 50% από τις αναθέτουσες αρχές 

1. Οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται 
κατά τη σύναψη συμβάσεων έργων που επιδοτούνται 
αμέσως σε πσσσστό άνω του πενήντα τοις εκατό 
(50 %) από τις αναθέτουσες αρχές και των σποίων η 
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 
πέντε εκατσμμύρια διακόσιες εβδσμήντα σκτώ χιλιάδες 
(5.278.000) ευρώ, εψόσσν αψορσύν δραστηριότητες πσ- 
λιτικσύ μηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήματος I 
ή έχουν σχέση με νοσοκομεία, αθλητικούς εξοπλισμούς, 
εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και 
πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης. 

2. Οι αναθέτσυσες αρχές πσυ χσρηγούν τις επιδστή- 
σεις αυτές μεριμνούν ώστε να τηρσύνται σι διατάξεις 
τσυ παρόντσς Κώδικα όταν σι συμβάσεις αυτές συνά- 
πτονται από έναν ή περισσότερσυς φορείς διαφορετι¬ 
κούς από αυτές, όπως και όταν συνάπτονται και από 
τις ίδιες, αλλά εξ ονόματος και για λογαριασμό των εν 
λόγω άλλων φορέων. 

Άρθρο 116 

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας 
των δημοσίων συμβάσεων, 
των συμφωνιών - πλαισίων 
και των δυναμικών συστημάτων αγσρών 

1. Ο υπσλσγισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσι¬ 
ας σύμβασης έργσυ βασίζεται στα συνολικό πληρωτέο 
ποσό, εκτός ΦΠΆ, όπως πρσσδιορίζεται από την αναθέ- 
τσυσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη 
τα εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων 
τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέ- 
σεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. 

2. Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο απο¬ 
στολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως προβλέπε- 
ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος 
ή, στις περιπτώσεις όπσυ δεν απαιτείται μια τέτοια 
προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της δια¬ 
δικασίας ανάθεσης της σύμβασης. 


3. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση έργσυ προκειμένου 
να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρό¬ 
ντος. 

4. Κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη το ποσό των έργων, καθώς και η 
συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών 
για την εκτέλεση των έργων πσυ τίθενται στη διάθεση 
του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές. 

5. Όταν ένα σχεδιαζόμενα έργα μπσρεί να οδηγήσει 
σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμή¬ 
ματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία 
όλων των τμημάτων. 

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή 
υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 114 
του παρόντος, το παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε 
τμήματσς. 

Όι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προ¬ 
κειμένου για τα τμήματα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία 
εκτός ΦΠΆ είναι μικρότερη του ενός εκατομμμυρίου 
(1.000.000) ευρώ εψόσον το συνολικό ποσό των συγκε¬ 
κριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό 
(20 %) της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων. 

6. Για τις συμψωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συ¬ 
στήματα αγσρών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΆ, 
του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για 
τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίσυ ή του 
δυναμικού συστήματος αγορών. 

ΚΕΦΆΛΑΙΌ Γ 

ΕΞΑΙΡΌΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 117 

Συμβάσεις πσυ συνάπτσνται στσυς τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν εφαρμόζονται 
στις δημόσιες συμβάσεις έργων οι οποίες, στο πλαίσιο 
του π.δ 59/2007 (ΦΕΚ 63 Ά'), με το οποίο μεταφέρθηκε η 
Οδηγία 2004/17/ΕΚ (ί 134/30.4.2004) στο ελληνικό δίκαιο, 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν 
μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που ανα- 
φέρονται στα άρθρα 4 εως 8 του εν λόγω προεδρικού 
διατάγματος και για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε 
στις δημόσιες συμβάσεις έργων που εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής του δυνάμει της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 και των άρθρων 19, 21 και 23 του εν λόγω 
προεδρικού διατάγματος. 

Άρθρο 118 

Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις πσυ 
απαιτσύν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας 

Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν εφαρμόζονται 
στις δημόσιες συμβάσεις έργων πσυ χαρακτηρίζσνται 
απόρρητες ή η εκτέλεση των σποίων πρέπει να συνο¬ 
δεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασψαλείας σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις ή όταν τσ απαιτεί η πρσστασία 
των ουσιωδών συμφερόντων της χώρας. 

Άρθρο 119 

Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων 

Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν εφαρμόζονται 
στις δημόσιες συμβάσεις έργων οι οποίες διέπονται από 
διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται 
δυνάμει: 
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α) διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ε.Ε., 
μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή περισσότερων χωρών 
που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οπαία αφσρά έργα που προορίζονται για την από 
κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός έργου από τα 
υπογράφοντα κράτη. Η συμφωνία ανακσινώνεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτρσπή. 

β) διεθνσύς συμφωνίας, η σύναψη της οπαίας συνδέε¬ 
ται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά 
ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας. 

γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 120 

Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας 

Οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται στις 
δημόσιες συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τις 
αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 296 της Συνθήκης της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 121 

Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσια 
πσυ συνάπτσνται από τις κεντρικές 
αρχές πρσμηθειών 

1. Οι αναθέτσυσες αρχές μπσρούν να εξασφαλίζουν 
έργα προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθει¬ 
ών. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προ¬ 
σφεύγοντας σε κεντρική αρχή πρσμηθειών, στις πε¬ 
ριπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφσ 9 του 
άρθρου 111 του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει 
τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τη¬ 
ρηθεί από την κεντρική αρχή προμηθειών. 

Άρθρο 122 

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ απσκλειστικότητα 

Η εκτέλεση συμβάσεων έργων μπσρεί να πραγματσ- 
πσιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων 
θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερό- 
μενων εργαζσμένων είναι άτσμα με ειδικές ανάγκες, 
τα σποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών 
αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική 
δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτω¬ 
ση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να 
μνημονεύει την παρούσα διάταξη. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ε' 

ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρα 123 

Χρήση των ανσικτών, κλειστών και 
με διαπραγμάτευση διαδικασιών 

Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις έργων προσφεύγοντας στην ανσικτή διαδικασία 
ή στην κλειστή διαδικασία. Στις ειδικές περιπτώσεις και 
περιστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 124 και 125 
του παρόντος, μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού. 

Άρθρο 124 

Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση 
πρσκήρυξης διαγωνισμού 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορσύν να συνάπτουν δη¬ 
μόσιες συμβάσεις έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία 


με διαπραγμάτευση, αφσύ πρσηγηθεί δημοσίευση προ¬ 
κήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλσυθες περιπτώσεις: 

α) Σε περίπτωση μη κανσνικών προσφσρών ή κατά¬ 
θεσης προσφσρών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, τηρσυμένων των σριζομένων 
στις διατάξεις των άρθρων 128,140 έως 153 και 156 ταυ 
παρόντος, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, με 
την προϋπόθεση ότι σι αρχικσί όρσι της σύμβασης δεν 
τρσπσποισύνται συσιωδώς. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορσύν να μη δημοσιεύσυν 
προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με δια¬ 
πραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέρο- 
ντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 144 έως 151 
και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, 
υπέβαλαν παραδεκτές πρσσφορές. 

β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για 
έργα, των οποίων η φύση ή διάφσροι αστάθμητοι πα¬ 
ράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό 
των τιμών. 

γ) Για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκο¬ 
πούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης και όχι για να 
εξασφαλίζσυν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγρα¬ 
φο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους 
προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν τις 
προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης του δια¬ 
γωνισμού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών 
τευχών του διαγωνισμού και προκειμένου να επιτευχθεί 
η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφσ 1 
τσυ άρθρσυ 152 του παρόντος. 

3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι αναθέ¬ 
τουσες αρχές εξασφαλίζσυν την ίση μεταχείριση όλων 
των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχσυν, κατά 
τρόπσ πσυ να δημισυργεί διακρίσεις, πληρσφορίες πσυ 
ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλ- 
λσυς. 

4. Οι αναθέτσυσες αρχές μπσρούν να προβλέπουν 
στην πρσκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι η 
διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδσ- 
χικές φάσεις ώστε να μειώνεται σ αριθμός των προς 
διαπραγμάτευση προσφσρών με την εφαρμσγή των 
πρσβλεπόμενων κριτηρίων ανάθεσης. 

Άρθρσ 125 

Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού 

Οι αναθέτουσες αρχές μπσρσύν να συνάπτουν τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία 
με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση 
σχετικής πρσκήρυξης, στις ακόλσυθες περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανσικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν 
υπσβλήθηκε καμία πρσσφσρά ή καμία από τις υποβλη- 
θείσες πρσσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν 
υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροπο¬ 
ποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με 
την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της. 

β) εάν, για λόγσυς τεχνικσύς, καλλιτεχνικούς ή σχε¬ 
τικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, 
η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο 
οικονομικό φορέα. 
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γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλομένης σε γεγο¬ 
νότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες 
αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγ¬ 
μάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγω¬ 
νισμού που αναφέρονται στο άρθρο 124 του παρόντος. 
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές 
για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη. 

δ) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα που δεν περι¬ 
λαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω 
μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία 
για την εκτέλεση των εργασιών, όπως περιγράφεται 
στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανά¬ 
θεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις 
εργασίες αυτές, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα είτε 
δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να δια- 
χωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουρ- 
γηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές 
είτε μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της 
αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία 
για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συ- 
ναπτόμενων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) 
του ποσού της αρχικής σύμβασης· 

ε) όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα που συνίστα- 
νται στην επανάληψη παρόμοιων έργων που ανατέθηκαν 
στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης 
από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτά τα έργα είναι σύμφωνα με μία βασική μελέ¬ 
τη που αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης και 
η οποία έχει συναφθεί με την ανοικτή ή την κλειστή 
διαδικασία. 

Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέ¬ 
πει να επισημαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη 
διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για 
τη συνέχιση των εργασιών λαμβάνεται υπόψη από τις 
αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή του άρθρου 114 
του παρόντος. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέ¬ 
πεται μόνο επί μία τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής 
σύμβασης. 

Άρθρο 126 

Συμφωνίες - πλαίσια 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμ¬ 
φωνίες - πλαίσια. 

2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας - πλαισίου, οι αναθέ¬ 
τουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες 
που ορίζονται στο παρόν διάταγμα σε όλα τα στάδια 
έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην 
εν λόγω συμφωνία - πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλο- 
μένων στη συμφωνία - πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρμογή 
των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 152 του παρόντος. 

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο 
συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ- 
πεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών και 
των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλ¬ 
λόμενα μέρη της συμφωνίας - πλαισίου. 


Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη 
συμφωνία - πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις 
στους όρους της συμφωνίας - πλαισίου, ιδίως στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

Η διάρκεια μιας συμφωνίας - πλαισίου δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω 
του αντικειμένου της συμφωνίας - πλαισίου. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν 
στις συμφωνίες - πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο 
που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνι¬ 
σμό. 

3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία - πλαίσιο με έναν 
μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται 
σε αυτή τη συμφωνία - πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα 
με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία - πλαίσιο. 
Γ ια τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτου¬ 
σες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με 
τον φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την 
προσφορά του. 

4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία - πλαίσιο με περισ¬ 
σότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός 
οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 
ή και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ανάθεσης. 

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών μπορεί να γίνε¬ 
ται: 

- είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη 
συμφωνία - πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, 

- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη 
συμφωνία - πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη 
βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους 
όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επι- 
σημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνί¬ 
ας - πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι 
αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους 
οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το 
αντικείμενο της σύμβασης. 

β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία 
για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε 
σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η 
πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο 
απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφο¬ 
ρών. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιε¬ 
χόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την 
εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης. 

δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέ- 
ροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των 
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγρα¬ 
φή υποχρεώσεων της συμφωνίας - πλαισίου. 

Άρθρο 127 

Δυναμικά συστήματα αγορών 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν 
σε δυναμικά συστήματα αγορών. 

2. Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, 
οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της 
ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι 
την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του 
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συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προ- 
σφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 
έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς 
τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να 
βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπά τον όρο ότι εξα¬ 
κολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώ¬ 
σεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη 
των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, 
οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν αποκλειστικώς 
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 
5 του άρθρου 137 του παρόντος. 

3. Προκειμένου να προβούν στην εφαρμογή του δυνα¬ 
μικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές: 

α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, αναφέρο- 
ντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. 

β) Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που 
αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς 
και άλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν 
το σύστημα αγορών, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγρα¬ 
φές της σύνδεσης. 

γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβα¬ 
ση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων, 
καθώς και σε κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο του 
διαγωνισμού, ήδη από τη δημοσίευση της προκήρυξης 
έως τη λήξη του συστήματος. Στην προκήρυξη μνημο¬ 
νεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία μπορούν 
να μελετώνται αυτά τα έγγραφα. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρ¬ 
κεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη δυνατάτητα 
σε κάθε οικονομικά φορέα να υποβάλει ενδεικτική προ¬ 
σφορά, με σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα, σύμφωνα 
με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολο¬ 
κληρώνουν την αξιολάγηση εντάς μέγιστης προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει από την υποβολή της 
ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστάσο, να παρατεί¬ 
νουν την περίοδο αξιολάγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, 
δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός. 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, 
τον προοφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο εδά¬ 
φιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα 
αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς 
του. 

5. Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν απά το διαγώνισμά, οι 
αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν απλουστευμένη προ¬ 
κήρυξη διαγωνισμού, με την οποία καλούν άλους τους 
ενδιαφεράμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν 
ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
εντάς δεκαπενθήμερης τουλάχιστον προθεσμίας αρχο- 
μένης από την ημερομηνία αποστολής της απλουστευ- 
μένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές προχωρούν 
στο διαγωνισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιο¬ 
λόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

6. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν τους προοφέροντες, 
που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα, να υποβάλουν 
προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρά- 
κειται να συνοφθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Γ ια 
το σκοπά αυτάν, τάσσουν επαρκή προθεσμία για την 
υποβολή των προσφορών. 


Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον 
προοφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφο¬ 
ρά, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που επισημαίνο- 
νται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη εφαρ¬ 
μογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια 
αυτά μπορούν να προσδιορίζονται στην πράσκληση η 
οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

7. Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαιρε¬ 
τικές περιπτώσεις ειδικώς αιτιολογημένες. 

8. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προ¬ 
σφεύγουν στο σύστημα αυτό κατά τρόπο ο οποίος να 
εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμ- 
μετέχοντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα 
διεκπεραίωσης. 

Άρθρο 128 

Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν 
σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση δια¬ 
δικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 
α' της παραγράφου 1 του άρθρου 124 του παρόντος, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από 
την ανάθεση μιας δημάσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, άταν οι άροι και εν γένει 
οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορι- 
σθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρο¬ 
νικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά 
το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας 
-πλαισίου, όπως προβλέπεται στη δεύτερη περίπτωση 
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

126 του παρόντος, καθώς και κατά το διαγωνισμό για 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του δυ¬ 
ναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει το άρθρο 

127 του παράντος. 

3. Ο ηλεκτρονικάς πλειστηριασμάς αψορά είτε μάνον 
τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη 
τιμή, είτε τις τιμές ή και τις αξίες των στοιχείων των 
προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν 
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν 
στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώ¬ 
σεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφο- 
ρίες: 

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντι¬ 
κείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα 
εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά 
τράπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά, 
β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να 
υποβάλλονται, άπως αυτά προκύπτουν απά τις προδι¬ 
αγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, 
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των 
προοφεράντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο 
τίθενται στη διάθεσή τους, 
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξα¬ 
γωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, 
ε) τους άρους, υπά τους οποίους οι προοφέροντες 
μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις 
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ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαι¬ 
τούνται για την υποβολή προσφορών, 

στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιού¬ 
μενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύνδεσης. 

5. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, 
οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη 
αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο 
κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης. 

Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές 
προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλε¬ 
κτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή και νέες 
αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πλη¬ 
ροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το 
χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και πρσσδι- 
ορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλε¬ 
κτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστη- 
ριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. 
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να 
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
από την αποστολή των προσκλήσεων. 

6. Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήρισ την πλέσν 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρό¬ 
σκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους 
αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέρο- 
ντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 152 του παρόντος. Στην πρόσκληση αναφέρεται 
επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορί¬ 
ζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό η αυτόματη 
κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες 
τιμές ή και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος 
εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που 
έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρου- 
σας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμι- 
ση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες 
διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των 
προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. 

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προ¬ 
σφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός 
τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά. 

7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν 
συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις 
πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα 
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατά¬ 
ταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλ¬ 
λες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που 
υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα 
στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχό- 
ντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν 
επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την ταυτότητα 
των προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων 
φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον 
πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξης της 
διαδικασίας. 


β) Όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες 
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις 
ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αναθέτουσες αρχές πρσσδιορίζουν στην πρόσκληση 
συμμετοχής στον πλειστηριασμό την προθεσμία που θα 
τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής 
προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. 

γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθο¬ 
ρίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηρι- 
ασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί 
Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περα¬ 
τώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το 
σημείο γ', ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β', 
η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσ¬ 
διορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστη- 
ριασμού. 

9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρι- 
ασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος, σε συνάρτη¬ 
ση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηρι- 
ασμού. 

10. Όι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρη¬ 
σιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρη¬ 
στικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή 
να στρεβλώνει τσν ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού και προσδιορισθεί 
στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Άρθρο 129 

Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες 
που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών 

Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο 
τη μελέτη και την κατασκευή συγκρστήματσς κοινω¬ 
νικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιό- 
τητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της προ- 
βλεπόμενης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει 
να καταρτίζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία, στα 
πλαίσια ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους των 
αναθετουσών αρχών, εμπειρογνώμονες και τον εργο¬ 
λήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί με την εκτέλεση 
των έργων, μπορεί να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία 
ανάθεσης προκειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος 
προς ένταξη στην ομάδα εργολήπτης. 

Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνσυν 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν 
ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι εργολήπτες να είναι σε θέση να διαμορφώνουν 
σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι 
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκή¬ 
ρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 144 έως 151 
κριτήρια ποιστικής επιλογής, τους προσωπικούς, τε¬ 
χνικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους 
τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Όταν 
προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρ¬ 
χές εφαρμόζουν τα άρθρα 112,130,131,133,134,136,137, 
138 και 144 έως 151 του παρόντος. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

Άρθρο 130 
Προκηρύξεις 

1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκα¬ 
ταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από την 
Επιτροπή ή από τις ίδιες, στο «προφίλ αγοραστή», που 
αναφέρεται στο Παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο β', 
τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων ή 
των συμφωνιών - πλαισίων τις σποίες πρστίθενται να 
συνάψουν, των οποίων τα εκτιμώμενα ποσά ισούνται ή 
υπερβαίνουν το κατώτατο άριο που αναφέρεται στο 
άρθρο 114 του παράντος, λαμβανομένου υπόψη του άρ¬ 
θρου 116 του παράντος. 

Η προκήρυξη αυτή αποστέλλεται στην Επιτροπή ή 
δημοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή», τσ ταχύτερο δυ- 
νατάν, μετά απά τη λήψη απάφασης περί εγκρίσεως του 
προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις 
έργων ή σι συμφωνίες - πλαίσια τις οποίες οι αναθέ¬ 
τουσες αρχές πρστίθενται να συνάψσυν. 

Οι αναθέτσυσες αρχές που δημοσιεύουν την προκα¬ 
ταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» αποστέλ¬ 
λουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικά τρόπο, 
σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης 
πσυ προβλέπσνται στο Παράρτημα VIII, σημείο 3, ει¬ 
δοποίηση, με την οποία ανακοινώνουν τη δημοσίευση 
πρσκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». 

Η δημοσίευση της πρσκήρυξης αυτής είναι υπσχρεω- 
τική μόνα στις περιπτώσεις πσυ οι αναθέτουσες αρχές 
ασκούν το δικαίωμά τους να μειώσουν τις προθεσμίες 
για την παραλαβή των προσφορών σύμφωνα με την 
παράγραφσ 4 του άρθρου 133 του παράντος. 

Η παρούσα παράγραφσς δεν εφαρμόζεται στις δια¬ 
δικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς πρσηγσύμενη δημσ- 
σίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές πσυ επιθυμούν να συνά¬ 
ψουν δημάσια σύμβαση ή συμφωνία - πλαίσιο, προ- 
σφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους 
προβλεπόμενους στο άρθρο 124 όρους, σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνι¬ 
σμού, γνωστοποιούν την πράθεσή τους με την έκδοση 
πρσκήρυξης διαγωνισμσύ. 

3. Οι αναθέτσυσες αρχές πσυ επιθυμσύν να εφαρ- 
μάσουν δυναμικά σύστημα αγσρών γνωστοποισύν την 
πράθεσή τους με την έκδοση πρσκήρυξης διαγωνισμσύ. 
Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές πσυ επιθυμσύν να συ¬ 
νάψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού συστήματος 
αγορών γνωστοποιούν την πράθεσή τσυς μέσω απλου- 
στευμένης προκήρυξης διαγωνισμού. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημό¬ 
σια σύμβαση έργων ή συμφωνία - πλαίσιο αποστέλλουν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτε¬ 
λέσματα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο σαρά¬ 
ντα σκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή 
της συμφωνίας - πλαισίου. Στην περίπτωση συμφωνιών 
- πλαισίων πσυ έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 
126 του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσο¬ 
νται απά την αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέ¬ 
σματα της σύναψης κάθε σύμβασης που βασίζεται στη 
συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν 
προκήρυξη με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμ¬ 


βάσεων πσυ βασίζονται σε δυναμικά σύστημα αγορών, 
το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη 
κάθε σύμβασης. Μπσρσύν, ωστάσσ, να συγκεντρώνσυν 
τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτήν την 
περίπτωση, απσστέλλουν τις εν λάγω συγκεντρωμένες 
προκηρύξεις το αργάτερο σαράντα σκτώ (48) ημέρες 
μετά τη λήξη εκάστσυ τριμήνσυ. 

Ορισμένες πληρσφσρίες σχετικά με τη σύναψη της 
σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαισίου μπορούν να μην 
δημοσιεύονται, άταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να 
εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, εί¬ 
ναι αντίθετη προς το δημάσιο συμφέρον ή μπορεί να 
βλάψει τα νάμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. 

Άρθρο 131 

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης 
των πρσκηρύξεων 

1. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο Παράρτημα νΐΙΑ, καθώς και κάθε 
πράσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη απά την 
αναθέτσυσα αρχή, χρησιμοπσιώντας τα τυποποιημένα 
έντυπα που εγκρίνονται απά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σύμφωνα με την προβλεπάμενη στην παράγραφσ 2 του 
άρθρου 77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ διαδικασία. 

2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέ¬ 
τουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζονται 
είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με άσα αναφέρο- 
νται στα Παράρτημα VIII σημεία 3 είτε με άλλα μέσα. 
Στην περίπτωση της επισπευδάμενης διαδικασίας πσυ 
περιγράφεται στην παράγραφσ 8 τσυ άρθρου 133 του 
παρόντος, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με 
τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με 
όσα μνημονεύονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3. 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνι¬ 
κά χαρακτηριστικά δημοσίευσης πσυ αναφέρσνται στο 
Παράρτημα VIII σημείο 1, στοιχεία α' και β'. 

3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλο- 
νται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με 
τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII 
σημείο 3, δημοσιεύονται το πολύ πέντε (5) ημέρες μετά 
την αποστολή τους. 

Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες 
διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύ¬ 
ονται το αργάτερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την απο¬ 
στολή τους ή, στις περιπτώσεις της παραγράφσυ 8 τσυ 
άρθρου 133 του παρόντος, το αργότερο πέντε (5) ημέρες 
μετά την αποστολή τους. 

4. Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυ¬ 
τικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικά θεωρείται μάνο 
το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περί¬ 
ληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης 
δημοσιεύεται και στις λσιπές επίσημες γλώσσες. Τα 
έξσδα δημσσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την 
Ευρω-παϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα. 

5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπο¬ 
ρούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από 
την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό 
επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις πρσκη- 
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ρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμψωνα με 
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 130 
του παράντος, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία 
αποστολής της σχετικής ειδοπσίησης στην Ευρωπαϊκή 
Επιτρσπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». 
Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο 
«προφίλ αγοραστή» πριν από την απσστσλή στην Ευρω¬ 
παϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την οπαία ανακσι- 
νώνεται η δημσσίευσή τους με τη μορφή αυτή, πρέπει 
δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής. 

6. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν απο- 
στέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα περιορίζεται σε πε- 
ρίπσυ εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις. 

7. Οι αναθέτουσες αρχές σφείλουν να αποδεικνύουν 
την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων. 

8. Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βε¬ 
βαίωση της δημσσίευσης των πληρσφσριών πσυ της 
διαβίβασε, αναφέροντας την ημερσμηνία της εν λόγω 
δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της 
πραγματοπσίησης της δημοσίευσης. 

Άρθρα 132 

Μη υπσχρεωτική δημοσίευση 

Οι αναθέτσυσες αρχές μπσρούν να δημσσιεύσυν σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 131 του παρόντος προκηρύξεις για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, οι οποίες δεν υπόκεινται 
στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στις 
διατάξεις ταυ παρόντσς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Άρθρο 133 

Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων 
συμμετοχής και των προσφορών 

1. Κατά τον καθορισμό των πρσθεσμιών παραλαβής 
των πρσσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι ανα¬ 
θέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο 
της σύμβασης και τσ χρόνο που απαιτείται για την 
προετοιμασία των πρσσφσρών, με την επιφύλαξη των 
ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο. 

2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύσ 
(52) ημέρες από την ημερσμηνία απσστσλής της πρσ- 
κήρυξης διαγωνισμσύ. 

3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρ¬ 
θρο 124 του παρόντος διαδικασίες με διαπραγμάτευση 
με δημσσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 

α) η ελάχιστη πρσθεσμία παραλαβής των αιτήσεων 
συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του 
διαγωνισμού, 

β) στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40) 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλη¬ 
σης. 

4. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν 
δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη 
πρσθεσμία για την παραλαβή των πρσσφορών που 
αναφέρεται στην παράγραφσ 2 και στο εδάφιο β' της 
παραγράφου 3 μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορί¬ 


ζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία 
περίπτωση μικρότερη των είκοσι δύσ (22) ημερών. 

Η πρσθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερσμηνία απο- 
στσλής της πρσκήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου για 
ανοικτή διαδικασία, και από την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης υπσβολής προσφορών, προκειμένου 
για κλειστή διαδικασία. 

Η βραδύτερη πρσθεσμία πσυ αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι 
η πρσκαταρκτική πρσκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις 
πληρσφσρίες, οι οποίες απαιτούνται στην πρσκήρυξη 
διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΥΙΙΑ, 
εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά 
τη δημσσίευση της προκήρυξης, και η προκαταρκτική 
προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ 
ενός ελάχιστσυ διαστήματσς πενήντα δύο (52) ημερών 
έως ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν 
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης δια¬ 
γωνισμού. 

5. Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλ- 
λονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τη μσρφή και 
τις λεπτομέρειες διαβίβασης πσυ πρσβλέπσνται στο 
Παράρτημα VIII σημείο 3, οι προθεσμίες παραλαβής 
των πρσσφορών που ορίζονται στις παραγράφσυς 2 
και 4, για τις ανσικτές διαδικασίες, και η πρσθεσμία 
παραλαβής των αιτήσεων συμμετσχής που ορίζεται στο 
εδάφιο α' της παραγράφου 3, για τις κλειστές και με 
διαπραγμάτευση διαδικασίες μπορσύν να συντμηθσύν 
κατά επτά (7) ημέρες. 

6. Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των πρσθεσμιών 
παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παρά¬ 
γραφο 2 και στο εδάφιο β' της παραγράφου 3, είναι δυ¬ 
νατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρσνικό 
μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκή¬ 
ρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, ελεύθερη, άμεση 
και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υπσχρεώσεων και 
στα λσιπά τεύχη ταυ διαγωνισμσύ, προσδιορίζσντας 
στο κείμενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση 
στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Η σύντμη¬ 
ση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης πσυ 
πρσβλέπεται στην παράγραφσ 5. 

7. Όταν, για σπσισνδήποτε λόγο, η συγγραφή υπσ¬ 
χρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή 
πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών 
πσυ σρίζσνται στα άρθρα 134 και 135 ταυ παρόντος, 
μολονότι ζητήθηκαν εμπρόθεσμα, ή όταν σι πρσσφορές 
μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια 
επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη 
συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής των 
πρσσφορών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφσριών για τη διατύπωση 
των προσφσρών. 

8. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με δι¬ 
απραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
που αναφέρονται στο άρθρο 124 του παρόντος, όταν 
επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των 
ελάχιστων πρσθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές μπορσύν να σρίζουν: 

α) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετσχής, 
η οπσία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προ¬ 
κήρυξης διαγωνισμού ή των δέκα (10) ημερών, εάν η 
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προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα 
με τη μσρφή και τις λεπτσμέρειες διαβίβασης που προ- 
βλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, 

β) και στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η 
τασσάμενη πρσθεσμία παραλαβής των προσφσρών δεν 
μπσρεί να είναι μικράτερη των δέκα (10) ημερών απά 
την ημερομηνία αποστολής της πράσκλησης υποβολής 
προσφορών. 

Άρθρο 134 

Ανοικτές διαδικασίες: συγγραφή υποχρεώσεων, 
έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφσρίες 

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, άταν οι αναθέτουσες αρ¬ 
χές δεν παρέχουν, με ηλεκτρονικά μέσο σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 133 του παρόντος, ελεύθερη, 
άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώ¬ 
σεων, τα τεύχη του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα 
τα συμπληρωματικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώ¬ 
σεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται 
στους οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από 
την παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, 
εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από 
την ημερσμηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη 
συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγ¬ 
γραφα γνωστοποισύνται από τις αναθέτσυσες αρχές ή 
τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για 
την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εμπρόθεσμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Άρθρο 135 

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, 
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση 

1. Στις κλειστές διαδικασίες, και στις διαδικασίες δι¬ 
απραγμάτευσης με δημσσίευση προκήρυξης διαγωνι¬ 
σμού, κατά την έννοια του άρθρου 124 του παρόντος, 
οι αναθέτουσες αρχές πρσσκαλούν ταυτοχρόνως και 
γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν 
τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγ¬ 
μάτευση. 

2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς πε¬ 
ριλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρε¬ 
ώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των 
συμπληρωματικών εγγράφων είτε αναφορά στον τρόπο 
πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα 
έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, 
όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 133 του 
παρόντος. 

3. Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπλη¬ 
ρωματικά έγγραφα βρίσκσνται στη διάθεση φσρέα δι- 
αφσρετικσύ από την αναθέτσυσα αρχή, στην πρόσκλη¬ 
ση διευκρινίζεται η διεύθυνση της υπηρεσίας, από την 
οποία μπορούν να ζητούνται τα εν λόγω έγγραφα και η 


ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτη¬ 
σης αυτής, καθώς και το ύψος και ο τρόπος πληρωμής 
του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση 
των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απο¬ 
στέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς 
αμελλητί μετά την παραλαβή της αίτησής τους. 

4. Οι συμπληρωματικές πληρσφορίες σχετικά με τη 
συγγραφή υπσχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγ¬ 
γραφα γνωστσποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τις αρμόδιες υπηρεσίες τσ αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας πσυ έχει ορισθεί για 
την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση επισπευδόμενης κλειστής 
ή με διαπραγμάτευση διαδικασίας, η προθεσμία αυτή 
ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

5. Επιπλέσν, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμ¬ 
μετοχής σε διαπραγμάτευση, περιέχει τσυλάχιστσν: 

α) παραπομπή στη δημοσιευμένη προκήρυξη του δι¬ 
αγωνισμού, 

β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να 
διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες 
πρέπει να συντάσσονται, 

γ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως 
να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων 
που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις σποίες ο 
υποψήφισς προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 143 του πα¬ 
ρόντος είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους 
με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 146 και 147 ταυ 
παρόντσς, και 

δ) τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμ¬ 
βασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμ¬ 
βάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

Άρθρο 136 

Ενημέρωση των υπσψηφίων και των προσφερόντων 

1. Οι αναθέτσυσες αρχές ενημερώνουν, το συντομό¬ 
τερο δυνατό, τους υποψήφιους και τους προσφέρο- 
ντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη 
σύναψη συμφωνίας - πλαισίου, την ανάθεση σύμβασης 
ή την απσδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους απο¬ 
φάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία - πλαίσιο, να μην 
αναθέσουν σύμβαση για την σποία υπήρξε διαγωνισμός 
και να αρχίσσυν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρ¬ 
μογή δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές 
παρέχσυν τις πληρσφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν 
αιτήσεως. 

2. Κατόπιν αιτήσεως τσυ ενδιαφερομένου μέρους, οι 
αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο 
δυνατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υπσψήφιο τσυς λό- 
γσυς απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε 
απσρριφθέντα προσφέροντα, τσυς λόγους για την 
απόρριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 163 
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του παρόντος, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί 
μη ισοδυναμίας ή περί μη ανταπόκρισης των προμηθει¬ 
ών ή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις περί απόδοσης 
ή λειτουργίας και γ) σε κάθε προσψέρσντα που έχει 
υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και 
τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, 
καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλόμε¬ 
νων μερών στη συμφωνία - πλαίσια. 

Η προθεσμία γνωστοπσίησης δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την παραλαβή γραπτής αίτησης. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην γνωστοποι¬ 
ήσουν ορισμένες πληρσφσρίες σχετικά με την ανάθεση 
των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών - πλαισίων ή 
την απσδσχή σε ένα δυναμικά σύστημα αγσρών, πσυ 
αναφέρσνται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση 
των εν λάγω πληρσφσριών μπορεί να εμποδίσει την 
εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς 
το δημάσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νάμιμα 
εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονσ- 
μικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτσύ ανταγωνισμσύ 
μεταξύ αυτών. 

Άρθρα 137 

Κανάνες πσυ εφαρμάζονται στην επικσινωνία 
των μερών τσυ διαγωνισμού 

1. Οι μορφές επικοινωνίας, καθώς και η ανταλλαγή 
πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν μπορούν, 
κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποι¬ 
ούνται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις 
περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην 
παράγραφο 6, ή με συνδυασμά των μέσων αυτών. 

2. Το επιλεγάμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι 
γενικά προσιτά και, επομένως, να μην περιορίζει την 
πράσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία 
ανάθεσης. 

3. Η επικσινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση 
πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τράπο που να 
διασφαλίζει αφ’ ενάς την ακεραιάτητα των δεδομένων 
και το απάρρητο των προσφορών και των αιτήσεων 
συμμετοχής και αφ’ ετέρου τη λήψη γνώσης του περιε¬ 
χομένου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής 
απά τις αναθέτουσες αρχές, μάνο μετά την εκπνοή της 
προβλεπόμενης πρσθεσμίας για την υπσβολή τσυς. 

4. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις επικοι¬ 
νωνίες με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να μην δημιουρ¬ 
γεί διακρίσεις, να είναι γενικώς προσιτή στο κοινά και 
συμβατή με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται γενικά. 

5. Οι ακάλουθοι κανάνες εφαρμάζονται για τη διαβί¬ 
βαση και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής 
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: 

α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που 
πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή 
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβα- 
νομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι πρσσι- 
τές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέσν, οι μηχανισμοί 


ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων 
συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Πα¬ 
ραρτήματος X. 

β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύο¬ 
νται απά ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα ορι- 
ζάμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 
1999/1993/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική 
έννομη τάξη με το π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α'). 

γ) Επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντι¬ 
κής πιστοποίησης προς το σκοπά της βελτίωσης του 
επιπέδου των υπηρεσιών πιστσπσίησης των εν λόγω 
μηχανισμών. 

δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι οφείλουν να υπο¬ 
βάλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή δηλώ¬ 
σεις πσυ αναφέρονται στα άρθρα 144 έως 149 και στο 
άρθρο 151 του παράντος, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα σε 
ηλεκτρσνική μορφή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή 
των αιτήσεων συμμετοχής. 

6. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την υπο¬ 
βολή των αιτήσεων συμμετοχής: 

α) Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης 
των δημοσίων συμβάσεων μπορσύν να υποβάλλσνται 
γραπτά ή τηλεφωνικά. 

β) Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλε¬ 
φωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση 
πριν απά τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για 
την παραλαβή τους. 

γ) Οι αναθέτουσες αρχές μπορσύν να ζητούν οι αιτή¬ 
σεις συμμετοχής που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία 
να επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με άσα ορίζονται στις 
παραγράφσυς 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45 Α') ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις 
που αυτά είναι αναγκαίο ως νάμιμη απάδειξη. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή, ο σχετικάς όρος, καθώς και η προθεσμία 
για την αποστσλή της επιβεβαίωσης, πρέπει να επιση- 
μαίνονται από την αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη 
διαγωνισμού. 

Άρθρο 138 
Πρακτικά 

Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία - πλαίσιο και κάθε 
υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτου¬ 
σες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον: 

α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτσυσας 
αρχής, τσ αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της 
συμφωνίας - πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος 
αγορών, 

β) το άνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφε- 
ράντων και την αιτιολάγηση της επιλογής τους, 
γ) το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προ- 
σφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους, 
δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που 
κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές, 
ε) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση 
της επιλογής της προσφοράς του καθώς και, εφάσον 
είναι γνωστά, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας 




1780 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


-πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

στ) όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 
τις οριζάμενες στα άρθρα 124 και 125 του παράντος 
περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις 
διαδικασίες αυτές, 

ζ) εφάσον συντρέχει περίπτωση, τους λάγους για τους 
οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της 
να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλοποι¬ 
ήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών. 

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικα¬ 
σιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. 

Το πρακτικά, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, 
γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάπιν 
αιτήσεώς της. 

Άρθρο 139 
Εχεμύθεια 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως 
εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση των συναπτάμενων συμβάσεων και την 
ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφεράντων, 
κατά τα οριζάμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 130, 
στο άρθρο 136 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις 
της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή 
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβά¬ 
σει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρί¬ 
σει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απάρρητα και τις εμπι- 
στευτικές πτυχές των προσφορών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Άρθρο 140 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει 
της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συ¬ 
γκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με 
την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε 
νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέ¬ 
πεται ωστάσο στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων 
έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων συμβά¬ 
σεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες 
ή και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να 
ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην 
προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονάματα 
και τα επαγγελματικά προσάντα των προσώπων που 
επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
παροχής. 

2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να 
υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφι¬ 
οι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης 
συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να 
απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 
συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία 


είναι δυνατάν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκρι¬ 
μένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο 
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Άρθρο 141 

Εναλλακτικές προσφορές 

1. Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφο¬ 
ρές. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στην προκήρυξη 
διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφο¬ 
ρές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι εναλλακτικές 
προσφορές δεν επιτρέπονται. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλα¬ 
κτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή υποχρεώσεων 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι 
εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τράπο υπο¬ 
βολής των προσφορών αυτών. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μό¬ 
νον τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται 
στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει. 

Άρθρο 142 
Υπεργολαβίες 

Στην προκήρυξη ή και συγγραφή υποχρεώσεων, η ανα¬ 
θέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέ¬ 
ρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του 
κύριου οικονομικού φορέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Άρθρο 143 

Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή 
των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων 

1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 152, λαμβανομένων υπάψη 
των διατάξεων του άρθρου 141 του παράντος, αφού 
οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλάτητα 
των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 144 και 145 του παράντος. Ο 
έλεγχος της καταλληλάτητας πραγματοποιείται από 
τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των 
επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 146 έως 151 του παράντος, 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια και 
τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 
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2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχι¬ 
στο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρ¬ 
κειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 146 και 147 του παράντος, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προ- 
σφέροντες. 

Η έκταση των πληρσψοριών που αναφέρονται στα 
άρθρα 146 και 147, καθώς και τσ ελάχιστα επίπεδο ικα¬ 
νοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, 
πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντι¬ 
κείμενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα μνημονεύονται 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες δια¬ 
πραγμάτευσης με δημσσίευση πρσκήρυξης διαγωνι¬ 
σμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν 
τον αριθμό των υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται 
για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν 
υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων 
υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, με 
την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χω¬ 
ρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να 
εφαρμόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως, το 
μέγιστο αριθμό υποψηφίων που καλούνται. 

Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι 
πέντε (5). Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν 
δημοσίευσης πρσκήρυξης, σ ελάχιστος αριθμός είναι 
τρεις (3). Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που 
καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει 
πραγματικό ανταγωνισμό. 

Οι αναθέτουσες αρχές καλσύν αριθμό υποψηφίων 
τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφί¬ 
ων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περί¬ 
πτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν 
τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι 
μικρότερσς από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υπο¬ 
ψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν τα απαιτούμενα 
επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί 
να περιλαμβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονο¬ 
μικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή 
υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα 
ικανοτήτων. 

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνσυν χρήση της 
δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς δια¬ 
πραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στην 
παράγραφσ 4 του άρθρου 124 του παρόντος, πραγμα¬ 
τοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή των 
κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυ¬ 
ξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υπσχρεώσεων. Στην 
τελική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη 
διασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρ¬ 
χει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή υπο¬ 
ψηφίων. 

Άρθρο 144 

Προσωπική κατάσταση τσυ υποψήφιου 
ή του προσφέροντος 

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβα¬ 
ση σ υποψήφιος ή προσφέρων εις βάρος του οποίου 


υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στην αναθέτσυσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική σργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ τσυ Συμβουλίου (ΕΕ ί 351 της 29.1.1998, 
σελ. 1), 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (ΕΕ Ο 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (ΕΕ ί 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβα¬ 
σης σχετικά με την πρσστασία των σικονσμικών συμ¬ 
φερόντων των Ευρωπαϊκών Κσινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της 
27.11.1995, σελ. 48), 

δ) νσμιμσποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριό¬ 
τητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 1991/308/ 
ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ¬ 
στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (ΕΕ ί 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 
η σποία τροποπσιήθηκε από την Οδηγία 2001/ 1997/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ 
1_ 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οπσία ενσωματώθηκε 
με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α') και τροποποιήθηκε με 
το V. 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α'). 

Οι αναθέτουσες αρχές ζητσύν από τους υποψηφίους 
ή τους προσφέροντες να υποβάλουν τα έγγραφα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφό¬ 
σον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση 
των εν λόγω υπσψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνο¬ 
νται στις αρμόδιες αρχές για να λάβσυν τις πληροφο¬ 
ρίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κα¬ 
τάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι 
πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα 
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρ¬ 
χών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομο¬ 
θεσία τσυ κράτσυς μέλους όπου είναι εγκατεστημένος 
ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νσμικά ή και φυσικά 
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των 
διευθυντών επιχείρησης ή οποιουδήποτε προσώπου έχει 
εξουσία εκπρσσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

2. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται 
από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν: 

α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασι¬ 
ών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναστσλή εργασιών ή τελεί σε ανάλσγη κατάσταση 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκα¬ 
τάστασής τσυ. 

β)'Εχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρό¬ 
μοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του. 
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γ)Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που 
έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπι¬ 
στώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή 
του. 

δ)Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση 
με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγ- 
μένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η 
αναθέτουσα αρχή. 

ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφά¬ 
λισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκα¬ 
τάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

στ) Λεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του 
όσο και του ελληνικού δικαίου. 

ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή από¬ 
δειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
στην παράγραφο 2 σημεία α', β', γ', ε' και στ': 

α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία 
α', β' και γ', την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μη¬ 
τρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, καθώς 
και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρ¬ 
μόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγω¬ 
γής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 
β) για την παράγραφο 2 σημεία ε' ή στ', πιστοποιητικό 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγ¬ 
γραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
και στην παράγραφο 2 σημεία α', β' ή γ', αυτό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφε- 
ρόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμό¬ 
διας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

Άρθρο 145 

Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα 
που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια σύμβαση έρ¬ 
γων να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΧΆ και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 


Άρθρο 146 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

1. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του 
οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. 

β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαι¬ 
τείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκα¬ 
τεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου ερ¬ 
γασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον 
τομέα κατασκευής έργων, για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτη¬ 
ση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού 
φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον 
είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο 
εργασιών. 

2. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί 
ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα 
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, όπως 
η προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται 
με την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών 
φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 140 μπορεί 
να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην 
κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκή¬ 
ρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προ¬ 
σφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παρά¬ 
γραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν. 

5. Άν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο. 

Άρθρο 147 

Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των 
οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύμ¬ 
φωνα με τις παραγράφους 2 και 3. 

2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων 
αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακό¬ 
λουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα 
ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων: 

α) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτε- 
λεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο 
από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότε¬ 
ρων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το 
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ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 
και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κα¬ 
νονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστο¬ 
ποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή, 
β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα είτε άχι, ιδίως των υπευθύνων 
για τον έλεγχο της ποιότητας και εκείνων που θα έχει 
στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του 
έργου, 

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, 
δ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προ¬ 
πάντων του εργολήπτη ή και των διευθυντικών στελε¬ 
χών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για 
την εκτέλεση των εργασιών, 
ε) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρι¬ 
σης που μπορεί να εφαρμάζει ο οικονομικές φορέας 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις ενδεδειγμένες 
περιπτώσεις, 

στ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλ- 
ληλικό δυναμικό του εργολήπτη και τον αριθμό των στε¬ 
λεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, 
ζ) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστά¬ 
σεις και τον τεχνικά εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολή¬ 
πτης για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Θ.Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί 
ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται 
στις δυνατάτητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή άτι, 
για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πάρους, άπως η προσκόμιση της 
δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση 
του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. 

4. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομι¬ 
κών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 140 του 
παράντος μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των 
μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή 
στην πράσκληση υποβολής προσφορών ποια δικαιολο- 
γητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει 
να προσκομισθούν. 

Άρθρο 148 

Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας 

Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόμι¬ 
ση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους 
οργανισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ 
μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων 
εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν 
σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας που βασί¬ 
ζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών πρστύπων και 
πιστοποισύνται απά σργανισμσύς πσυ εφαρμάζουν τη 
σειρά ευρωπαϊκών πρστύπων για την πιστσποίηση. Οι 
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστο¬ 
ποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη 
μέλη. Επίσης, σι αναθέτσυσες αρχές αποδέχονται και 


άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξα¬ 
σφάλισης της ποιάτητας, τα οποία προσκομίζονται απά 
τους οικονομικούς φορείς. 

Άρθρο 149 

Πράτυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις πσυ 
αναφέρονται στο σημείο στ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 147 του παρόντος, ζητούν την υποβολή πιστο¬ 
ποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, 
με το οποίο βεβαιώνεται άτι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφο¬ 
ρά στην περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο 
κοινοτικά σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 
[ΕΜΆ3 Κανονισμός 761/2001 (ΕΕ ί. 114)] ή σε πρότυπα πε- 
ριβαλλσντικής διαχείρισης πσυ βασίζσνται σε αντίστσι- 
χα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοπσισύμενα από 
όργανα λειτουργσύντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή 
στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές 
όσον αφορά στην πιστσποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά απά οργα¬ 
νισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, 
απσδέχονται και άλλα ισσδύναμα αποδεικτικά στοιχεία 
για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προ¬ 
σκομίζονται απά τους οικονομικούς φορείς. 

Άρθρο 150 

Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφσρίες 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομι¬ 
κούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα 
πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρ¬ 
μογή των άρθρων 144 έως 149 του παράντος. 

Άρθρο 151 

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου 
ή ιδιωτικού δικαίου 

1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στσυς επίσημους κα¬ 
ταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένες στην παράγραφο 1 και στα σημεία α' 
έως δ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 144, στο 
άρθρο 145, στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 
146, στις παραγράφσυς 1, 2 και 5 του άρθρου 147, στο 
άρθρο 148 και στο άρθρο 149 του παρόντος. 

Αιτήσεις εγγραφής μπσρσύν να υποβάλσυν και οικο- 
νσμικσί φσρείς που ανήκουν σε όμιλο και επικαλούνται 
πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του 
ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν 
στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι 
διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή 
τους στον επίσημο κατάλογο και άτι συνεχίζουν να 
πληρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος 
για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα, που 
εκδίδονται απά τον Υπουργά Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημόσιων'Εργων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσας παραγράφσυ. 
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2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι 
σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν 
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοπσίησης. 
Στα πιστσποιητικά αυτά μνημονεύσνται τα δικαισλσγη- 
τικά, βάσει των σποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο, 
η πιστοποίηση, καθώς και η σχετική κατάταξη. 

3. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποι¬ 
ούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το πιστοποι¬ 
ητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστσποίησης 
συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών 
μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 144 παράγραφσς 1 και παράγρα¬ 
φος 2 σημεία α' έως δ' και ζ', 145, 146 παράγραφσς 1 
σημεία β' και γ', και 147 παράγραφος 2 σημεία α', β', γ', 
δ', στ' και ζ' για τους εργολήπτες. 

4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή 
σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν 
είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αι- 
τισλόγηση. Όσσν αφορά στην καταβσλή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι 
δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρό¬ 
σθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι 
αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμό- 
ζσυν την παράγραφσ 3 και το πρώτο εδάφιο της παρού¬ 
σας παραγράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών 
φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, το 
οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο. 

5. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων 
κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστο¬ 
ποίησή τσυς από τσυς οργανισμούς που αναφέρονται 
στην παράγραφσ 1, δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλ¬ 
λες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες πσυ 
ζητσύνται από τσυς σικονσμικσύς φορείς που έχουν την 
ιθαγένεια του οικείου κράτους και, εν πόση περιπτώσει, 
όχι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 144 έως 
149 του παρόντος. 

Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν 
μπσρεί να επιβάλλεται στσυς σικσνομικούς φσρείς των 
άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε δη¬ 
μόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζσυν 
τα ισσδύναμα πιστοπσιητικά από οργανισμούς εγκατε¬ 
στημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτσυσες αρχές 
απσδέχσνται επίσης και άλλα ισσδύναμα απσδεικτικά 
μέσα. 

6. Οι σικσνομικσί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα 
στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο ή την 
έκδοση τσυ πιστσπσιητικού, πρέπει να ενημερώνονται 
δε σε σύντσμο χρονικό διάστημα για την απόφαση της 
αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου 
οργανισμού πιστοποίησης. 

7. Οι σργανισμσί πιστοποίησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση. 


8. Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) μπο¬ 
ρούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
αντίστσιχα των άλλων κρατών μελών με τσυς ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
144 έως 147 τσυ παρόντσς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 152 

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων 

1. Τα κριτήρια βάσει των σπσίων σι αναθέτσυσες αρχές 
αναθέτσυν τις δημόσιες συμβάσεις έργων είναι είτε: 

α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέσν συμφέρου- 
σα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση 
της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια συνδεόμενα με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, ιδί¬ 
ως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και 
λειτσυργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρα¬ 
κτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η 
εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρσμή, 
η ημερομηνία παράδοσης και η πρσθεσμία παράδσσης 
ή εκτέλεσης, είτε 

β) απσκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

2. Με την επιφύλαξη τσυ τρίτου εδαφίου της παρού- 
σης παραγράφου, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 
1 σημείο α' περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή προβλέπει 
στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρε¬ 
ώσεων, τη βαρύτητα (σχετική στάθμιση) πσυ πρσσδίδει 
σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τσν προσδι- 
σρισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται 
με τον καθορισμό μιας διακύμανσης («ψαλίδας») με κα¬ 
τάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη της αναθέτουσας 
αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που 
μπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή καθο¬ 
ρίζει, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, τη φθίνσυσα σειρά σπουδαιότητας των 
κριτηρίων αυτών. 

Άρθρα 153 

Ασυνήθιστα χαμηλές πρσσφορές 

1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, σι προσφσρές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τσ αντικείμενό της, 
η αναθέτσυσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφσρές 
αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση 
της πρσσφοράς τις οπαίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορσύν να αφορσύν ιδίως: 

α) τσν σικσνομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευ¬ 

ής, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
εκτέλεση των έργων, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου που προτείνει ο προ¬ 
σφέρων, 

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της 
εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης τσυ έργου και 
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ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον 
προσφέροντα. 

2. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τσν 
προσφέροντα, τη σύνθεση της προσψσράς βάσει των 
παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 

3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια 
προσφσρά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χσρήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά 
μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτάν τον 
λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά 
από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την 
σποία τάσσει η αναθέτσυσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυ¬ 
ση χσρηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα 
αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, 
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτρσπή σχετικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 154 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, άπως ορίζονται στο ση¬ 
μείο 1 του Παραρτήματος VI, αναφέρονται στην προ¬ 
κήρυξη του διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων, 
καθώς και στα συμβατικά τεύχη ή τα λσιπά συμπληρω¬ 
ματικά έγγραφα. Όταν αυτά είναι δυνατό, οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. 

2. Οι τεχνικές πρσδιαγραφές εξασφαλίζσυν ισάτιμη 
πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως απο¬ 
τέλεσμα τη δημισυργία αδικαισλόγητων εμπσδίων στσν 
ανταγωνισμό. 

3. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων πσυ δεν 
αντιβαίνσυν στα κσινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδια¬ 
γραφές πρέπει να διατυπώνονται: 

α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζονται στο Παράρτημα VI και, κατά σειρά προ¬ 
τίμησης, στα εθνικά πράτυπα που αποτελούν μεταφο¬ 
ρά ευρωπαϊκών προτύπων, στις ευρωπαϊκές τεχνικές 
εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα δι¬ 
εθνή πράτυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφσράς 
που εκπονούνται απά τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης, ή, άταν αυτά δεν υπάρχσυν, στα εθνικά 
πράτυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή στις εθνικές 
τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, 
του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων. Κάθε 
παραπσμπή συνοδεύεται απά τη μνεία «ή ισοδύναμο», 

β) είτε με αναφορά σε επιδάσεις ή λειτουργικές απαι¬ 
τήσεις, σι οπσίες μπσρεί να περιλαμβάνουν περιβαλλο¬ 
ντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστάσσ να είναι αρκετά 
ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις 
αναθέτσυσες αρχές να αναθέτσυν τη σύμβαση, 

γ) είτε με αναφορά στις επιδάσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις πσυ αναφέρονται στο στοιχείο β', παραπέ- 


μποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας πρσς τις εν 
λόγω επιδόσεις ή λειτσυργικές απαιτήσεις, στις πρσδι- 
αγραφές πσυ αναφέρσνται στσ στσιχείο α', 

δ) είτε με παραπομπή στις πρσδιαγραφές πσυ ανα- 
φέρονται στσ στσιχείσ α' για σρισμένα χαρακτηριστικά 
και με παραπομπή στις επιδάσεις ή τις λειτουργικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β' για ορι¬ 
σμένα άλλα χαρακτηριστικά. 

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της 
δυνατάτητας παραπομπής στις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο στοιχείο α' της παραγράφου 3, δεν 
μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία 
άτι τα προσφεράμενα προϊόντα δεν πληρούν τις προ¬ 
διαγραφές στις σποίες έχσυν παραπέμψει, εφάσον ο 
πρσσφέρων απσδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο και με τράπο που ικανοποιεί την 
αναθέτουσα αρχή, ότι σι λύσεις που προτείνει πληρούν, 
κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές. Τε- 
χνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών 
απά αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά εν- 
δεδειγμένο μέσο. 

5. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της 
δυνατάτητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
να προβλέπουν απαιτήσεις επιδέσεων ή λειτουργικών 
απαιτήσεων, δεν μπορσύν να απσρρίπτσυν προσφορά 
έργων ή προϊόντων, που πληροί ένα εθνικό πρότυπο 
το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, 
μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προ¬ 
διαγραφή, ένα διεθνές πράτυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο 
αναφοράς που έχει εκπονηθεί απά ευρωπαϊκά οργανι¬ 
σμό τυποπσίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές 
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις 
πσυ έχσυν σρίσει. 

Ο πρσσφέρων υποχρεούται να απσδεικνύει στην προ¬ 
σφσρά τσυ, κατά τράπο ικανοποιητικά για την αναθέ¬ 
τουσα αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το 
έργο ή προϊόν που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται 
στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις 
πσυ σρίζει η αναθέτσυσα αρχή. Τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή έκθεση δσκιμών απά αναγνωρισμένο 
οργανισμέ μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένσ μέσο. 

6. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζσυν τα περιβαλλσ- 
ντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή λειτσυργι- 
κών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
3 στοιχείο β', μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεπτομε¬ 
ρείς προδιαγραφές ή, εφάσον χρειάζεται, τμήματα των 
λεπτομερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από 
τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή απά 
οπσισδήπστε άλλα οικσλογικά σήμα, υπά την πρσϋπό- 
θεση άτι είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμέ των 
χαρακτηριστικών των προμηθειών, που αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης, οι απαιτήσεις τσυ σήματσς 
διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα 
οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία, στην 
οπσία έχσυν δικαίωμα συμμετσχής άλα τα ενδιαφερό- 
μενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι κατα¬ 
ναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περί- 
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βαλλοντικές οργανώσεις και είναι προσιτά σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι 
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογι¬ 
κό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Πρέπει 
όμως να αποδέχονται και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατα¬ 
σκευαστή ή την έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο 
οργανισμό. 

7. «Αναγνωρισμένοι οργανισμοί» κατά την έννοια του 
παρόντος άρθρου είναι τα εργαστήρια δοκιμών, τα ερ¬ 
γαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και 
οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα 
ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές 
αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων 
οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη. 

8. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιο¬ 
λογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορούν 
να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευ¬ 
σης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε να κάνουν 
αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο, κα¬ 
θώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα 
είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται 
ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω 
μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν 
δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και 
κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4. Η μνεία ή η 
παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύονται από τους 
όρους «ή ισοδύναμο». 

Άρθρο 155 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδι¬ 
κούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, με 
την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το 
κοινοτικό δίκαιο και προβλέπονται στην προκήρυξη ή 
στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά μπορούν να αφο¬ 
ρούν ιδίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέ¬ 
τρους. 

Άρθρο 156 

Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, 
την προστασία του περιβάλλοντος 
και τις συνθήκες εργασίας 

1. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από τους 
οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να 
λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις υπο¬ 
χρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία ταυ 
περιβάλλοντος και τις ισχύουσες διατάξεις περί προ¬ 
στασίας και συνθηκών εργασίας, οι οποίες εφαρμόζο¬ 
νται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης. 

2. Η αναθέτσυσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ζητά από τους 


προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, 
κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρε¬ 
ώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας και 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρό¬ 
κειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 153 του παρό¬ 
ντος, σχετικά με τσν έλεγχσ των ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών, δεν θίγεται. 

ΚΕΦΆΑΆΙΟ ΙΔ' 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΆ 

Άρθρο 157 

Στατιστικές υποχρεώσεις 

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της εφαρμσγής του παρόντος, η Γενική 
Γραμματεία Δημόσιων'Εργων του Υπουργείου Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων διαβιβάζει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, 
καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος, 
σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων, αντίστοι¬ 
χα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το 
προηγούμενο έτος. 

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν 
στη Γ ενική Γ ραμματεία Δημόσιων'Εργων τσυ Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων τις 
σχετικές καταστάσεις των έργων που ανέθεσαν κατά το 
προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. 

Άρθρο 158 

Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης 

1. Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV, η στατιστική κατάσταση περιλαμβάνει: 

α) τον αριθμό και την αξία των καλυπτόμενων από το 
παρόν συμβάσεων πσυ συνήφθησαν, 

β) τσν αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων 
που συνήφθησαν δυνάμει παρεκκλίσεων από τη Συμ¬ 
φωνία. 

Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπο- 
νται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α', κατανέμονται ανά¬ 
λογα με: 

α) τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρη¬ 
σιμοποιήθηκαν, 

β) και, για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα 
που περιέχονται στο Παράρτημα I, 
γ) την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον 
ανατέθηκε η σύμβαση. 

Στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα στσιχεία που ανα- 
φέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο α', κατανέμονται 
επιπλέον ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα 124 και 
125 τσυ παρόντσς περιστάσεις και διευκρινίζουν τον 
αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν 
ανά κράτος μέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των 
αναδόχων. 
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2. Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, η 
στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) 
τον αριθμό και την αξία των δημοσίων συμβάσεων που 
συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 1, και β) τη συνολική αξία των 
συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων 
από τη Συμφωνία. 

3. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη 
πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας. 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
προσδιορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέ- 
ρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ' 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο 159 
Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβά¬ 
σεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται 
από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσε¬ 
ων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων 
(5.278.000) ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με 
τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις δημοσίων 
έργων που ορίζονται στο άρθρο 116 του παρόντος. 

Άρθρο 160 

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής 

Τ ο παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις πα¬ 
ραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες: 

α) εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις 
περιπτώσεις των άρθρων 118 και 119 του παρόντος. 

β) ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την 
άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του π.δ. 59/2007, 
όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση 
των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

Άρθρο 161 

Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις 
παραχώρησης δημοσίων έργων 

1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύ- 
γουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων γνω¬ 
στοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκή¬ 
ρυξη. 

2. Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης 
δημοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομένως, 
κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την 
αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα 
έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδι¬ 
κασία της παραγράφου 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 

3. Το άρθρο 132 του παρόντος που αφορά την προ¬ 
αιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται 


επίσης και για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων 
έργων. 

Άρθρο 162 

Προθεσμία 

Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύ¬ 
γουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων, 
η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για 
τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρό¬ 
τερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση 
πσυ αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 133 
του παρόντος. 

Εφαρμόζεται επίσης η παράγραφσς 7 του άρθρου 
133 του παρόντος. 

Άρθρο 163 
Υπεργολαβία 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: 

α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώ¬ 
ρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβά¬ 
σεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας των έργων τα οποία 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης 
έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα 
έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό, 
το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη 
σύμβαση παραχώρησης έργου. 

β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμ¬ 
βασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι με τις 
προσφορές τους, εφόσον επιθυμούν, το ποσοστό της 
συνολικής αξίας του έργου το οποίο αποτελεί αντικεί¬ 
μενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν 
σε τρίτους. 

Άρθρο 164 

Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο 

Ο παρών Κώδικας δεν εφαρμόζεται στις συμπληρω¬ 
ματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχι¬ 
κά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην 
αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω απρόβλεπτων πε¬ 
ριστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση 
του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, 
το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον ανά¬ 
δοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον 
οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: 

α) όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπο¬ 
ρούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν 
από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μεί- 
ζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή 

β) όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να δι- 
αχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, 
είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. 

Τ ο συνολικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συ¬ 
μπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού του αρχικού έργου 
που αποτελεί το αντικείμενο της παραχώρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ' 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 165 

Εφαρμοστέοι κανόνες 

Όταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο ίδι¬ 
ος αναθέτουσα αρχή κατά την έννσια της παραγράφου 
9 του άρθρου 111 του παράντος, υποχρεούται, για τα 
έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις 
διατάξεις που προβλέπει ο παρών Κώδικας, όσον αφορά 
στη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ' 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 166 

Κανάνες δημοσιάτητας: κατώτατο άριο και εξαιρέσεις 

1. Οι ανάδοχσι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έρ¬ 
γων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να 
εφαρμάζουν τους κανάνες δημοσιάτητας που ορίζονται 
στο επάμενο άρθρο, κατά τη σύναψη των συμβάσεων 
έργων με τρίτσυς, άταν η αξία αυτών των συμβάσεων 
ανέρχεται σε ποσά ίσο με ή μεγαλύτερο των πέντε 
εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων 
(5.278.000) ευρώ. 

Εφόσον πάντως μία σύμβαση έργων πληροί τις προ¬ 
ϋποθέσεις εφαρμσγής των περιπτώσεων που απαριθ- 
μούνται στο άρθρο 125 του παρόντος, δεν απαιτείται 
δημοσιότητα. 

Η αξία των συμβάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
εφαρμοζάμενους για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κα¬ 
νάνες που καθορίζονται στο άρθρο 118 του παρόντος. 

2. Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες 
συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύμβαση 
παραχώρησης σύτε οι επιχειρήσεις πσυ συνδέονται με 
τις επιχειρήσεις αυτές. 

Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση», νσείται κάθε επιχείρη¬ 
ση στην σπσία σ ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης 
μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρρσή 
ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη 
επιρροή στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η 
οποία, όπως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, 
υπόκειται στην κυρίαρχη επιρραή μιας άλλης επιχείρη¬ 
σης λάγω ιδισκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής 
συμμετοχής ή των κανάνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη 
επιρροή τεκμαίρεται άταν μια επιχείρηση έναντι μιας 
άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: 

α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου της επιχείρησης, ή 

β) διαθέτει την πλειονάτητα των ψήφων οι οποίες 
αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επι¬ 
χείρηση, ή 


γ) μπσρεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη 
του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή επσπτείας της 
επιχείρησης. 

Ο εξαντλητικός κατάλογσς των εν λόγω επιχειρήσεων 
επισυνάπτεται στην αίτηση υπσψηφιάτητας για τη σύμ¬ 
βαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτάς ενημερώνεται 
σε συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβσλές πσυ 
σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των 
επιχειρήσεων. 

Άρθρο 167 

Δημοσίευση της προκήρυξης 

1. Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων 
έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και οι οποίοι 
επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους γνω¬ 
στοποιούν την πράθεσή τους μέσω πρσκήρυξης. 

2. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομέ¬ 
νως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται 
αναγκαίο από τον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης 
δημσσίων έργων, χρησιμσπσιώντας τα τυποποιημένα 
έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδι¬ 
κασία της παραγράφσυ 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 

3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρα¬ 
γράφους 2 έως 8 του άρθρου 131 του παράντος. 

4. Το άρθρο 132 του παρόντος που αφορά την εκούσια 
δημσσίευση των πρσκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης. 

Άρθρο 168 

Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων 
συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών 

Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται απά τους 
αναδόχους σύμβασης παραχώρησης δημσσίων έργων, 
σι σποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, σι ανάδσχοι 
παραχώρησης ορίζσυν την προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μι- 
κράτερη των τριάντα επτά (37) ημερών απά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της 
πράσκλησης για την υποβολή των προσφορών. 

Εφαρμάζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 
133 του παράντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ' 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
(ν. 2522/1997, ΦΕΚ 178 Α') 

Άρθρο 169 
Πεδίο εφαρμογής 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία πσυ 
πρσηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, 
διέπονται από τις διατάξεις του παράντος κεφαλαίου, 
εφάσον η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 
οδηγιών ΕΟΚ-1993/37, (ΕΕ ί-199/9.8.1993), ΕΟΚ-1993/36, 
(ΕΕ ί-199/199.8.1993) και ΕΟΚ-1992/50, (ΕΕ 1-209/24.7.1992) 
ή στις διατάξεις με τις οπαίες οι εν λάγω οδηγίες έχουν 
μεταφερθεί στην εσωτερική έννσμη τάξη. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1789 


Άρθρο 170 

Έκταση δικαστικής προστασίας 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέ¬ 
ρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση δημσσίων 
έργων και έχει υπσστεί ή ενδέχεται να υπσστεί ζημία 
από παράβαση της κοινοτικής ή εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα 
επόμενα άρθρα, πρσσωρινή δικαστική προστασία, ακύ¬ 
ρωση ή αναγνώριση ως άκυρης της παράνσμης πράξης 
της αναθέτσυσας αρχής και επιδίκαση αποζημίωσης. 

2. Η δικαιοδσσία, η αρμοδιότητα και η διαδικασία εκ¬ 
δίκασης των σχετικών διαψσρών, εψόσσν δεν σρίζεται 
διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο, ρυθμίζονται κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 171 

Προσωρινή δικαστική πρσστασία 

1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή 
δικαστική πρσστασία για να αρθεί πιθανολογούμενη 
παράβαση ή να απστραπεί περαιτέρω ζημία στα συμ- 
φέρσντά ταυ. 

2. Πριν υπσβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο 
ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε πρσθεσμία πέντε (5) 
ημερών, αφότου έλαβε γνώση με σποισνδήποτε τρόπο 
της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει πρσ- 
σφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζο¬ 
ντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. Η προσφυγή κσινοποιείται 
με την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο 
ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή με¬ 
ρική παραδοχή της προσφυγής. Δεν απαιτείται άσκηση 
πρσσφυγής κατά πράξης, η οπαία δέχεται εν άλω η εν 
μέρει πρσσφυγή άλλσυ προσώπσυ. Η αναθέτουσα αρχή 
Οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθε¬ 
σμία δέκα (10) ημερών από την άσκηση της προσφυγής 
και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 
Άν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρ¬ 
ριψη της προσφυγής. Οι διατάξεις της παραγράφσυ 
αυτής δεν θίγουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
πσυ πρσβλέπουν άσκηση δισικητικών πρσσφυγών κατά 
τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών. 

3. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο 
αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε πρσθεσμία δέκα (10) ημε¬ 
ρών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής 
και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφσρετικές 
από τις αιτιάσεις της προσφυγής. Η προθεσμία για την 
άσκηση της προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η 
πρσθεσμία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Ο αρμόδισς 
για την εκδίκαση της αίτησης δικαστής, και επί πολυ¬ 
μελών δικαστηρίων ο πρόεδρος του οικείου τμήματος, 
ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης της 
αίτησης, καθώς και την προθεσμία κλήτευσης. Η ημε¬ 
ρομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, 
η δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπσρεί να είναι μικρό¬ 
τερη από δέκα (10) ημέρες. Αντίγραφα της αίτησης 


με κλήση κοινσποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος 
προς την καθ’ ής η αίτηση αναθέτσυσα αρχή και προς 
κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, του οποίου την κλήτευση 
θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Κάθε ενδιαφερόμενος, 
του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται 
να ασκήσει παρέμβαση. Οι διάδικσι οφείλσυν να προ- 
σκομίσσυν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα 
κρίσιμα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που 
έχουν στη διάθεσή τους. 

4. Ο αρμόδιος κατά την προηγούμενη παράγραφο 
δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αίτησης και μετά 
κλήση της αναθέτουσας αρχής προ είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών να εκδώσει πρσσωρινή διαταγή, πσυ κατα¬ 
χωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει αποκλει¬ 
στικά τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την 
έκδοση της απόφασης. Η προσωρινή διαταγή μπορεί 
να ανακληθεί είτε από το δικαστή πσυ τη χορήγησε, 
ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού 
κληθεί προς ακρόαση σ αϊτών προ είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών, είτε από τα δικαστήρια πσυ θα δικάσει την 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 

5. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δεκτή, εφό¬ 
σον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα ταυ 
κσινστικσύ ή του εσωτερικού δικαίου και η λήψη του 
μέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από 
την παράβαση απστελέσματα ή να απστραπεί η ζημία 
των συμφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όμως μπορεί 
να απορρίφθεί, αν, από τη στάθμιση της βλάβης του 
αιτούντος των συμφερόντων τρίτων και ταυ δημσσίσυ 
συμφέρσντσς, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από 
την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια 
του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης, για οποιονδή- 
ποτε λόγο, δεν θίγει άλλα δικαιώματα του αιτούντος. 

6. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά 
μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των δι- 
αδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της 
διακήρυξης των τευχών δημοπράτησης και οποιουδή- 
ποτε άλλου εγγράφου σχετικού με τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού, την αναστολή εκτέλεσης οπσιασδήποτε 
πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νο¬ 
μικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραί¬ 
τητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων 
και άλλων στσιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης 
της σύμβασης. Η διάταξη του άρθρου 692 παράγρα¬ 
φος 4 ΚΠολΔ δεν μπορεί να παρακωλύσει τη λήψη 
του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου. Η απόφαση επί 
της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εκδίκαση 
της αίτησης. 

7. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν 
εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακυρώσεως ή της κύριας αγωγής. Η προθεσμία άσκησης 
των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση 
της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αρχίζει από τη 
δημσσίευση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος, που 
πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου. 
Οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη 
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δημοσίευση ή, όπσυ δεν προβλέπεται δημσσίευση, από 
την έκδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση 
ακυρώσεως ή την κύρια αγωγή, διαφορετικά αίρεται 
αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσι¬ 
μος για την εκδίκασή τους δεν πρέπει να απέχει πέραν 
του τριμήνου από την κατάθεση τσυ δικογράφου. 

Άρθρο 172 

Ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότητας 

1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύ¬ 
ρωση ή την αναγνώριση ως άκυρης κάθε πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής πσυ παραβιάζει 
κανόνα του κοινοτικού ή εσωτερικού δικαίου σχετικό 
με τη διαδικασία πσυ προηγείται της σύναψης της σύμ¬ 
βασης. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση ή την 
αναγνώριση της ακυρότητας όρου που περιέχεται στη 
διακήρυξη, στα τεύχη δημοπράτησης ή σε άλλο έγ¬ 
γραφο σχετικό με τη διαδικασία του διαγωνισμού και 
αναφέρεται σε τεχνικές, οικσνομικές και χρηματοδοτι¬ 
κές προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων αποκλει¬ 
σμού από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξισλόγησης 
προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. 

2. Αν το δικαστήριο ακυρώσει ή αναγνωρίσει την ακυ¬ 
ρότητα πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής 
μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευταία 
δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε 
ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης τσυ διαγωνισμού 
με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή πρσσωρινή διατα¬ 
γή. Στην περίπτωση αυτή σ ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει απσζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο επόμενο άρθρο. 

Άρθρο 173 

Αξίωση απσζημίωσης 

1. Ο ενδιαφερόμενος ο οποίος αποκλείσθηκε από τη 
συμμετοχή ή την ανάθεση δημοσίου έργου, προμήθειας 
ή υπηρεσίας, κατά παράβαση κανόνα του κοινοτικού 
ή του εσωτερικού δικαίου, δικαιούται να αξιώσει από 
την αναθέτουσα αρχή αποζημίωση, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Κάθε διάταξη 
που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρ¬ 
μόζεται. 

2. Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η 
προηγούμενη ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότητας 
της παράνσμης πράξης ή παράλειψης από το αρμόδιο 
δικαστήριο. Επιτρέπεται σώρευση της αγωγής αποζημί¬ 
ωσης με την αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας κατά 
τις κοινές διατάξεις. 

Άρθρο 174 

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

1. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες εκδίδονται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κώδικα, εκτελούνται αφού 
καταστούν αμετάκλητες με τα συνήθη μέσα αναγκα¬ 
στικής εκτέλεσης. 

2. Αν ο καθ’ σύ η εκτέλεση της χρηματικής απαίτησης 
είναι τσ Ελληνικό Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα τα οποία 


κατά το νόμο απολαύουν των διαδικαστικών του προ¬ 
νομίων, η εκτέλεση μπορεί να γίνει επί της ιδιωτικής 
περιουσίας και μόνο αφού παρέλθει προθεσμία τριών 
(3) μηνών από την επίδσση, με δικαστικό επιμελητή, 
σχετικής αίτησης προς καταβολή του ποσού που έχει 
επιδικασθεί, μαζί με τον προς εκτέλεση τίτλο. 

Άρθρο 175 

Συνεργασία των ελληνικών αρχών 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ι.Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει διαπρα- 
χθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση των κοινοτικών 
διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων δημοσίου έργου, ζητεί την άρση αυτής. Η 
υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου που παρέλαβε τη 
γνωστοποίηση διαβιβάζει μέσα σε είκσσι μία (21) ημέρες 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) βεβαίωση ότι η παράβαση έχει αρθεί ή 
β) αιτιολογημένη απάντηση με την σποία εξηγεί για 
ποιο λόγο δεν έγινε καμιά επανορθωτική ενέργεια ή 
γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη 
σύμβασης έχει ανασταλεί, είτε με πρωτσβσυλία της 
αναθέτουσας αρχής είτε ύστερα από αίτηση ασφαλι¬ 
στικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
171 του παρόντος. 

2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από τότε που θα της ζητηθεί από την αρμόδια 
να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούμενης πα¬ 
ραγράφου υπηρεσία τσυ Υπουργείου να αποστείλει σε 
αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση 
στσιχείο. 

3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 
Ιβ' γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν 
έγινε καμία επανορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεμούς αί¬ 
τησης ασφαλιστικών μέτρων, η υπηρεσία του αρμόδιου 
Υπουργείου ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
αποτέλεσμα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό. 

4. Στην περίπτωση πσυ σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο Ιγ' γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η 
υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου γνωστοποιεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτρσπή την τυχόν ανάκληση της αναστο¬ 
λής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος με 
την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοπσίηση 
πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση 
έχει αρθεί ή να περιέχει αιτιολσγημένη απάντηση και 
να εξηγεί για πσιο λόγσ δεν έγινε καμία επανσρθωτική 
ενέργεια. 

5. Οι υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν 
κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 1η 
Μαρτίου πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα ένδικα 
βοηθήματα παροχής δικαστικής προστασίας κατά το 
παρόν κεφάλαιο. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να 
διαβιβάζουν στο αρμόδιο Υπουργείο τα απαιτούμενα για 
την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτρσπής στσιχεία τα 
οπαία καθσρίζσνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεννόηση με τη Συμβσυλευτική Επιτρσπή για τις συμ¬ 
βάσεις του Δημοσίου και ανακοινώνονται με εγκύκλιο. 
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6. Ως αρμόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του πα¬ 
ρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων για τις συμβάσεις δη- 
μσσίων έργων, το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις συμβά¬ 
σεις κρατικών προμηθειών και το Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών για τις συμβάσεις υπηρεσιών. Με κοινή 
απόφαση των τριών Υπσυργών μπσρεί να ανατίθεται 
η κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητα συνεργασίας με 
την Ευρωπαϊκή Επιτρσπή και για τους τρεις τομείς σε 
μία υπάρχουσα ή συνιστώμενη αρχή. 

ΜΕΡΟΣ V 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 176 

Προδιαγραφές και ΚανονισμοίΈργων 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και ΔημόσιωνΈργων εγκρίνονται προδιαγραφές 
και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευ¬ 
ής των έργων και στην πσιότητα, στσν τρόπσ σύνθε¬ 
σης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των 
υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή 
μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες πρσδιαγραφές 
είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύσυν προ¬ 
αιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια. 

2. Για την τήρηση και εφαρμογή των προδιαγρα¬ 
φών και κανονισμών της προηγούμενης παραγράφου 
τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων επιτρέπεται να διε- 
νεργσύν ελέγχσυς στον τόπο παραγωγής των υλικών 
ή κατασκευής του έργου και στα μέσα μεταφσράς των 
υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα 
όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπι¬ 
στωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην 
κατάσχεση αυτών σε οπσιονδήποτε και αν ανήκουν. 
Για τις παραβάσεις τσυ παρόντσς άρθρσυ σι τεχνικοί 
υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ΔημόσιωνΈργων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι 
και υπάγονται ως προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα 
αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών. 

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
και των κανονιστικών απσφάσεων που εκδίδονται με 
εξουσιοδότησή του διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις τσυ άρθρσυ 458 του Ποινικού Κώδικα. 
Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με από¬ 
φαση τσυ Υπσυργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
ΔημόσιωνΈργων πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώ¬ 
τερο των εβδομήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων 
(73.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφό¬ 
σον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισμών 
ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον 
τρόπο κατασκευής των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, 
σύμφωνα και με τις οικείες συμβάσεις και τις εγκεκρι¬ 
μένες μελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης 
και επεξεργασίας, στη μεταφορά, στη χρήση και στσν 
έλεγχσ των υλικών κατασκευής των έργων. Σε περίπτω¬ 


ση πσυ η παράβαση επηρεάζει ή μπσρεί, αιτιολογημένα, 
να επηρεάσει συσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που 
πρέπει να πληρούν τα δομικά υλικά και έργα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τσυ π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ176 Α'), ιδιαίτερα 
τη μηχανική αντσχή, την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, 
την υγιεινή, την υγεία και τσ περιβάλλσν ή την ασφάλεια 
χρήσης, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καθεμία από 
τις παραβάσεις αυτές, ανερχόμενσ συνολικά κατά πε¬ 
ρίπτωση ελέγχου μέχρι το προαναφερόμενο όριο. Το 
ύψος του προστίμου κλιμακώνεται ανάλογα με τη βα¬ 
ρύτητα της διαπιστούμενης παράβασης. Τα ποσά αυτά 
τσυ πρσστίμου αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων. 

4. Ειδικά καθόσσν αφορά στον έλεγχο και στις κυ¬ 
ρώσεις για το σκυρόδεμα, στην περίπτωση που διαπι¬ 
στώνονται παραβάσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος, όπως κάθε φορά ισχύει πέραν από αυ¬ 
τές πσυ επισύρουν πρόστιμο κατά το τρίτο εδάφιο της 
προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη 
κρίση και πρόστιμα για καθεμία από τις παραβάσεις 
αυτές, πάντστε με τσν περισρισμό του ανώτατου ορίου 
του συνολικού κατά έλεγχο προστίμου. 

5. Η έκθεση ελέγχσυ, με μνεία και των τυχόν απόψεων 
τσυ ελεγχόμενου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της 
αρμόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας τσυ φορέα 
ελέγχου. Ο Προϊστάμενος θεωρεί την έκθεση μέσα σε 
πρσθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών και μέσα στην 
ίδια πρσθεσμία την κσινοπσιεί στσν ελεγχόμενο, ο οποί¬ 
ος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική πρσθεσμία δεκαπέντε 
(15) εργάσιμων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία 
αυτή τυχόν αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, σι 
τυχόν αντιρρήσεις, οι επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπη¬ 
ρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στσιχείο διαβιβάζονται 
αμέσως στην αρμόδια Γ ενική Διεύθυνση Ποιότητας της 
Γ ενικής Γ ραμματείας ΔημόσιωνΈργων τσυ Υπουργείσυ 
Περιβάλλσντσς, Χωρσταξίας και ΔημόσιωνΈργων, η 
οπσία εισηγείται στσν Υπουργό. 

6. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις τυχόν υποβλη- 
θείσες αντιρρήσεις, την επιβσλή και τσ πσσό του προ¬ 
στίμου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης 
στην αρμόδια Δημόσια Οικονσμική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το 
πρόστιμο είναι δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά 
τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Από το έσοδο 
αυτό αποδίδεται στον Οργανισμό Αντισεισμικσύ Σχεδι- 
ασμσύ και Προστασίας (ΟΑΣΠ) πσσοστό που καθορίζε¬ 
ται με κοινή απόφαση των Υπσυργών Περιβάλλσντσς, 
Χωρσταξίας και ΔημόσιωνΈργων και Οικσνομίας και 
Οικσνομικών. Με την καινή απόφαση αυτή καθαρίζεται 
σ τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια. 

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου εφόσον αφορούν 
εργοληπτικές επιχειρήσεις κσινοπσισύνται στη Διεύθυν¬ 
ση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων. 

7. Η ανακσπή κατά της πράξης επιβολής προστίμου 
ασκείται ενώπισν του τριμελούς διοικητικού εφετείου, 
το οποίο δικάζει σε πρώτα και τελευταίο βαθμό. 
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8. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του 
προστίμου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. 
Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάμενος 
της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου διαβιβά¬ 
ζει την έκθεση ελέγχου, μαζί με τις τυχόν αντιρρήσεις 
του ελεγχόμενου και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της 
υπηρεσίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αμέσως μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. 

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται γε¬ 
νικά σε όλα τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά. 

Άρθρο 177 

Επιθεώρηση των δημοσίων έργων 

1. Γ ια τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) επιθεώρηση των 
έργων που εκτελούνται από τους φορείς του δημόσι¬ 
ου τομέα, όπως κάθε φορά ορίζεται, συνιστάται Σώμα 
Επιθεωρητών Δημόσιων'Εργων (Σ.Ε.Δ.Ε.), που υπάγεται 
απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων'Εργων. 

2. Επιθεωρητές Δημόσιων'Εργων ορίζονται, με ανά¬ 
θεση καθηκόντων, υπάλληλοι του Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων ή άλλων 
Υπουργείων ή Περιφερειών ή κάθε βαθμίδας οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή 
αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και συνταξιούχοι 
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που: 

α) Ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ, αν πρόκειται για μόνι¬ 
μους υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ορ¬ 
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι διπλωματούχοι 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αν πρόκειται για 
υπαλλήλους με άλλη σχέση ή για υπαλλήλους άλλων 
φορέων του δημόσιου τομέα ή για συνταξιούχους του 
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον δια¬ 
θέτουν εξειδικευμένη εμπειρία λόγω της προϋπηρεσίας 
τους σε συγκεκριμένους τομείς ή είναι διπλωματούχοι 
μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλων ισότιμων σχολών, αν πρόκειται 
για αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. 

β) Έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δη¬ 
μόσιο ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και το πολύ πενταετή απομάκρυνση 
από την ενεργό υπηρεσία για τους συνταξιούχους. 

γ) Έχουν οκταετή τουλάχιστον βεβαιωμένη εμπειρία 
σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή των έρ¬ 
γων και 

δ) Έχουν ουσιαστικά προσόντα (όπως κατάρτιση, 
ήθος) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδί¬ 
ως ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση 
των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες 
φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειμενι¬ 
κή κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήματα 
αυτά. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν θα πρέπει να 
καλύπτουν ποσοστό του συνόλου των θέσεων των επι¬ 
θεωρητών μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Αξιωματικούς των 
Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 

3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται κατά αποκλειστική 
απασχόληση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο¬ 


ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων, περίληψη της 
οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Για υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που υπηρετούν στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων και του 
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. 
Εφόσον για την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους 
απαιτείται μετάθεσή τους, αυτή προηγείται της από¬ 
φασης ανάθεσης των καθηκόντων. Αν πρόκειται για 
συνταξιούχο, προηγείται πρόσκληση πρόσληψης μέσω 
του τύπου και του ενημερωτικού δελτίου του Τ.Ε.Ε.. Η 
ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημόσιων'Εργων σε 
δημόσιους υπαλλήλους Υπουργείων γίνεται για πενταε¬ 
τή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Η ανάθεση καθη¬ 
κόντων σε όλους τους άλλους γίνεται για τριετή θητεία 
που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση της ανάθεσης 
καθηκόντων πριν από τη λήξη της θητείας γίνεται μόνο 
για σπουδαίο λόγο ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου του αρμόδιου για τους 
υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων ή ύστερα από αίτηση 
του Επιθεωρητή και αποδοχή της από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων. 

4. Ανάθεση καθηκόντων των Επιθεωρητών Δημόσιων 
Έργων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορεί να 
γίνει σε πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο υπαλλήλους 
ή αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς αύξηση 
των αντίστοιχων οργανικών θέσεων ή συνταξιούχους 
του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το 
πιο πάνω ανώτατο όριο του αριθμού των Επιθεωρη¬ 
τών Δημόσιων'Εργων μπορεί να αυξηθεί με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μόσιων Έργων. 

5. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων'Εργων διατηρούν τη θέση 
από την οποία προέρχονται, σταδιοδρομούν, εξελίσ¬ 
σονται και ασφαλίζονται κανονικά στην υπηρεσία από 
την οποία προέρχονται και γενικά η υπηρεσία τους ως 
Επιθεωρητών θεωρείται για κάθε συνέπεια ως υπηρεσία 
στη θέση και την κατάσταση από την οποία προέρ¬ 
χονται, στην οποία και επανέρχονται αυτοδίκαια μετά 
τη λήξη ή τυχόν ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων 
τους. Γ ια τη δυνατότητα εξέλιξης του υπαλλήλου, στον 
οποίο ανατίθενται καθήκοντα Επιθεωρητή Δημόσιων 
Έργων, ο χρόνος της θητείας στη θέση αυτή λογίζε¬ 
ται ότι διανύθηκε σε θέση Προϊστάμενου Διεύθυνσης, 
προκειμένου να μπορεί να κριθεί ο υπάλληλος για θέση 
Προϊστάμενου Γ ενικής Διεύθυνσης εφόσον έχει συνολική 
υπηρεσία άνω των είκοσι (20) ετών. 

6. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων'Εργων που δεν έχουν 
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου έχουν, κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, όλες τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες και υπόκεινται στους περιορισμούς που προ- 
βλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

7. Το έργο της επιθεώρησης κατευθύνεται, παρακο- 
λουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Επο- 
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πτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμ- 
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων ως πρόεδρο και τρία μέλη Επιθεωρητές Δημό¬ 
σιων Έργων, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και ασκούν 
τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα με το έργο της 
επιθεώρησης, το οποίο αναλαμβάνουν ως Επιθεωρητές 
Δημόσιων Έργων. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων εξαμηνιαίες εκθέσεις για την πσρεία και 
απστελεσματικότητα της επιθεώρησης και πρστείνει 
μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
επιθεώρησης και γενικά του ελέγχου. Ο πρόεδρος του 
Εποπτικού Συμβουλίου ασκεί όλα τα προβλεπόμενα από 
τις ισχύσυσες διατάξεις καθήκσντα πρσϊσταμένσυ των 
Επιθεωρητών ΔημάσιωνΈργων. Για τα καθήκσντα αυτά 
μπορεί να εξουσιοδοτεί γενικά ή ειδικά τα άλλα μέλη 
του Εποπτικού Συμβουλίου. 

8. Ο τράπος διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, σι υπο¬ 
χρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Δημόσιων 
Έργων κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων, οι αντίστοι¬ 
χες υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων κατα¬ 
σκευής των έργων, τα θέματα που σχετίζονται με την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, οι 
απαραίτητοι άροι εχεμύθειας και χαρακτηρισμού του 
απορρήτου και γενικά κάθε θέμα, που σχετίζεται με τις 
βασικές και γενικές αρχές της επιθεώρησης και της 
αποτελεσματικάτητας του ελέγχου, ρυθμίζεται με την 
αριθμ. ΕΔ2α/01/ 71/Φ.Ν. 294/1986 (ΦΕΚ 374 Β') απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσι- 
ωνΈργων. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με 
πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημάσιων 
Έργων. Οι Επιθεωρητές ΔημάσιωνΈργων βοηθσύνται 
στο έργο τους από την αρμόδια για την επιθεώρηση 
των έργων οργανική μονάδα της Γ ενικής Γ ραμματείας 
ΔημάσιωνΈργων, που τους παρέχει την απαραίτητη 
διοικητική μέριμνα. 

9. Οι αρχές ή τα όργανα των φορέων του δημόσιου 
τομέα, που είναι αποδέκτες των εκθέσεων ή πορισμά¬ 
των επιθεώρησης δημόσιων έργων της ευθύνης τους, 
υποχρεούνται να πληροφορούν τον Υπουργό Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και ΔημάσιωνΈργων και το Σ.Ε.Δ.Ε. 
για τα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν, αν 
και εφάσον απά την επιθεώρηση προκύπτει η ανάγκη 
λήψης μέτρων, για την περαιτέρω εύρυθμη πορεία πα¬ 
ραγωγής του έργου ή για τους υπεύθυνους της παρα¬ 
γωγής του. 

10. Με απάφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και ΔημάσιωνΈργων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται 
Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών ΔημάσιωνΈργων 
στις έδρες των Περιφερειών του Κράτους. Με την από¬ 
φαση αυτή ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

11. Οι Επιθεωρητές ΔημάσιωνΈργων δεν εξετάζσνται 
και δεν διώκσνται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την 


άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανω¬ 
τέρω, η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορ¬ 
ρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν 
σε γνώση τσυς κατά την άσκηση των καθηκάντων τσυς. 
Σε περιπτώσεις κατά τις σποίες οι ανωτέρω Επιθεωρη¬ 
τές διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οπσίες 
πρσέβησαν, κατά την εκτέλεση των καθηκάντων τους, 
μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με 
μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπά 
την προϋπάθεση άτι το σχετικό αίτημα θα εγκριθεί από 
τσν Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. 

Άρθρο 178 

Λαϊκή συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα 

1. Για τη λαϊκή συμμετοχή και την αξιοποίηση της 
λαϊκής απσταμίευσης στην εκτέλεση δημάσιων έργων, 
μέσα στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραμμάτων περι¬ 
οχών της χώρας επιτρέπεται: 

α) Η εκτέλεση δημάσιων έργων από εταιρείες λαϊκής 
βάσης ή συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. και 
η συμμετοχή του Δημοσίου στη δαπάνη του έργου με 
επιχορήγηση ή δάνειο ή παραχώρηση στην εταιρεία ή 
στο συνεταιρισμά ή την επιχείρηση για σρισμένσ χράνο 
της αποκλειστικής εκμετάλλευσης του έργου ή άλλων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με 
το έργο ή το εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται απ’ αυτά. 
Η επιχορήγηση, το δάνειο και η παραχώρηση μπσρεί 
να γίνεται και σε συνδυασμό μεταξύ τσυς. 

β) Η εκτέλεση δημόσιων έργων από εταιρείες μικτής 
οικονσμίας στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει τσ 
Δημάσισ ή άλλοι φορείς του δημάσιου τομέα κατά πο¬ 
σοστά συνολικά ανώτερο του πενήντα τοις εκατά (50%). 
Στις εταιρείες αυτές μπορεί επίσης να γίνεται επιχο¬ 
ρήγηση, δανεισμάς ή παραχώρηση της εκμετάλλευσης 
άπως στην προηγούμενη περίπτωση α'. 

2. Με κσινή απάφαση των Υπσυργών Οικσνσμίας 
και Οικσνομικών και Περιβάλλοντας, Χωροταξίας και 
ΔημάσιωνΈργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι που πρέπει να 
πληρούν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι εταιρεί¬ 
ες ή συνεταιρισμοί ή επιχειρήσεις της προηγσύμενης 
παραγράφσυ. Οι άροι αυτοί αναφέρονται ιδίως στη νο¬ 
μική μορφή της εταιρείας, στο ποσοστό και τον τρόπο 
συμμετοχής της λαϊκής αποταμίευσης στην εταιρεία ή 
το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση, την τυχόν συμμετοχή 
στις εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης ή συνεταιρισμούς 
δήμου ή κοινότητας ή άλλων φορέων του δημόσιου 
τομέα ή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., όταν από τις διατάξεις 
που διέπουν τον φορέα επιτρέπεται η συμμετοχή αυτή 
και η συμμετοχή στο κεφάλαιο και εκπροσώπηση του 
Δημοσίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα στις 
επιχειρήσεις μικτής οικσνσμίας. Σε κάθε περίπτωση, 
για τη σύσταση τηρσύνται οι λοιπές διατάξεις της νο¬ 
μοθεσίας, που διέπει την αντίστοιχη νομική μορφή. Σε 
περίπτωση που στις πιο πάνω εταιρείες ή συνεταιρι¬ 
σμούς ή επιχειρήσεις συμμετέχει Ο.Τ.Α., συμπράττει και 
ο Υπουργάς Εσωτερικών στην έκδοση της παραπάνω 
κοινής απόφασης. 
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3. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι εταιρείες ή οι 
συνεταιρισμοί ή οι επιχειρήσεις για την εκτέλεση έργων, 
το μέγεθος, η έκταση και τσ πρόγραμμα των έργων αυ¬ 
τών, η συμμετοχή του Δημοσίου στη δαπάνη των έργων, 
το μέρος που θα είναι δωρεάν επιχορήγηση ή δάνεισ 
και οι όροι χορήγησης και επιστροφής του δανείου, 
οι όροι ανάληψης από την εταιρεία ή συνεταιρισμό ή 
επιχείρηση τυχόν εκμετάλλευσης των έργων ή άλλων 
επιχειρηματικών δραστηριστήτων, η παρακολσύθηση 
και σ έλεγχσς και γενικά κάθε θέμα πσυ αναψέρεται 
στην εκπλήρωση του συγκεκριμένου, κάθε φορά, σκοπού 
ρυθμίζεται με σύμβαση μεταξύ ταυ Δημσσίσυ και της 
εταιρείας ή ταυ συνεταιρισμού ή της επιχείρησης, που 
καταρτίζεται με βάση σχετική οικσνσμστεχνική μελέ¬ 
τη, ύστερα από διαπραγματεύσεις. Οι βασικοί όροι της 
σύμβασης εγκρίνονται προηγουμένως με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και ταυ τυχόν 
κατά περίπτωση αρμόδισυ για το έργο Υπουργού. Το 
Δημόσιο για την υπογραφή της σύμβασης αυτής εκ¬ 
προσωπείται απσκλειστικά από τσν Υπουργό Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων ή το όργανο 
που εξουσιοδοτείται απ’ αυτόν. Περίληψη της σύμβασης 
με μνεία των βασικών της όρων δημοσιεύεται στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Για την επιχσρήγηση των επιχειρήσεων, την τυ¬ 
χόν επιδότηση των επιτοκίων, τη συμμετοχή του Δη¬ 
μοσίου στο κεφάλαιο εταιρειών μικτής οικονομίας και 
κάθε άλλη συναφή δαπάνη ταυ Δημσσίσυ, εγγράφεται 
σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό των δημσσίων 
επενδύσεων. Τα δάνεια χορηγούνται μέσω πιστοδοτικών 
σργανισμών, όπως ειδικότερα ρυθμίζεται με την από¬ 
φαση πσυ πρσβλέπει η προηγούμενη παράγραφος για 
την έγκριση των βασικών όρων της σύμβασης. 

5. Γ ια τις λοιπές επενδύσεις, της εταιρείας ή ταυ συ¬ 
νεταιρισμού ή της επιχείρησης, εκτός των έργων για τα 
σποία ισχύει το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του V. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν, 
εφόσον συντρέχουν οι σχετικές πρσϋπσθέσεις. 

6. Ο Υπσυργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό- 
σιων'Εργων μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δημόσιου 
έργου ή τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή 
νσμικό πρόσωπσ με δαπάνη ταυ και χωρίς καμιά επι¬ 
βάρυνση του Δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους 
οποίους θα εκτελεσθεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη 
και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γ ια έργα 
αρμοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από τσ 
αρμόδισ όργανο του φορέα. 

ΜΕΡΟΣ VI 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 179 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα προ- 
βλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, αυτά 
εκδίδονται με πρόταση τσυ Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, εκτός αν σρίζεται 
διαφσρετικά στη σχετική διάταξη. 


2. Με διάταγμα μπορσύν να τροπσπσιούνται οι διατά¬ 
ξεις που αφορούν: 

α) Όλα τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στη 
δημσπρασία, γενικά ή κατά συστήματα υποβολής των 
προσφορών. 

β) Στον τρόπο υποβολής και εκτίμησης εναλλακτικών 
πρσσφορών. 
γ) Στις εγγυήσεις. 

δ) Στις υποχρεώσεις αυτών που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό. 

ε) Στσ χρόνο ισχύος των προσφορών, 
στ) Στη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των 
επιτροπών διαγωνισμού, στις οπσίες, όταν συγκροτσύ- 
νται για έργα πρσϋπολογισμού ανώτερσυ της δεύτερης 
τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., συμμετέχουν εκτός των υπαλλήλων 
των φορέων του δημόσιου τομέα και εκπρόσωποι των 
Ό.Τ.Α., του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), των 
φορέων που θα χρησιμοποιήσουν τα έργα και των ερ¬ 
γοληπτικών οργανώσεων. Όι επιτρσπές αυτές μπορεί 
να προβλέπονται κατά έργα ή κατά φορέα ή ενιαίες για 
τα έργα περισσότερων φορέων σε επίπεδσ νομαρχιακό, 
διανομαρχιακό και εθνικό και να συμπληρώνονται με 
πρόσθετα μέλη για την περίπτωση ειδικών ή μεγάλων 
έργων ή πρσσφσρών με τα συστήματα των περιπτώσε¬ 
ων δ', στ' και ζ' του άρθρου 4 του παρόντος και γενικά 
κάθε άλλη σχετική λεπτσμέρεια. 

ζ) Στα όργανα και τη διαδικασία έγκρισης ή ακύρωσης 
τσυ απστελέσματος. 

η) Στην υποχρέωση των διαγωνιζόμενων, κατά κατη¬ 
γορίες έργων ή συστήματα προσφσρών να υπσβάλσυν, 
εφόσον αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη μαζί με τις 
προσφορές ή σε ορισμένη προθεσμία πριν τη δημοπρα¬ 
σία, τεύχος παρατηρήσεών τους για τη μελέτη με την 
οποία δημοπρατείται το έργο γενικά ή για ειδικότερα 
θέματα που επισημαίνονται με τη διακήρυξη. 

3. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζονται 
διαφορετικά συστήματα πρσσφσράς εκτός από αυτά 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος. 

4. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζονται και 
να τροποποιούνται επίσης οι διατάξεις που αφορούν: 

α) στην κατάρτιση των συμβάσεων κατασκευής δη¬ 
μοσίων έργων, 

β) στα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που 
εφαρμόζονται κατά περίπτωση, 
γ) στις υπσχρεώσεις των κοινσπρακτσύντων αναδό- 
χων, 

δ) στα θέματα των διαφόρων πρσθεσμιών, 
ε) στις υποχρεώσεις και ενέργειες των σργάνων της 
υπηρεσίας, 

στ) στη διαμονή του αναδόχου και στην εκπροσώπηση 
αυτού, 

ζ) στην τήρηση του ημερολογίου του έργου, 
η) στην επιβολή και κατάπτωση των ποινικών ρητρών, 
στη συνομολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) 
στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη από την προθεσμία 
περάτωση τσυ έργσυ ή μέρσυς αυτού. 
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θ) στο σκοπό για τον οποίο δίνεται η προκαταβολή 
ή μέρος της, στο ύψος της εγγυητικής επιστολής, στον 
τρόπο παρακολούθησης για τη χρησιμοποίηση της προ¬ 
καταβολής, στα θέματα της τμηματικής απόσβεσης και 
στα θέματα της επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου 
μέρους της προκαταβολής μετά τη λύση ή λήξη της 
σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο, 
ι) στην καταμέτρηση των εργασιών και στους υπό¬ 
χρεους για την καταμέτρηση, 
ια) στην πιστοποίηση και πληρωμή των εργασιών και 
στην αναθεώρησή τους, 

ιβ) στην εφαρμογή της αναθεώρησης των τιμών και 
ιδίως στον τρόπο διαπίστωσης των βασικών τιμών, στα 
όργανα για τη διαπίστωση αυτή με τη δυνατότητα σύ¬ 
στασης ειδικού συλλογικού οργάνου, στον τρόπο που 
θα υπολογίζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που πι¬ 
στοποιούνται πριν ενσωματωθούν ή για τις άλλες ημι¬ 
τελείς εργασίες, στον περιορισμό της αναθεώρησης 
στις περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή 
μηχανήματα από το φορέα του έργου ή στην εξαίρεση 
από την αναθεώρηση αποζημιώσεων του αναδόχου από 
οποιαδήποτε αιτία, 

ιγ) στην απολογιστική εκτέλεση των εργασιών, της 
οποίας η προμήθεια των υλικών για έργα του Δημοσίου 
ή των Ν.ΠΔ.Δ. γίνεται απευθείας από το φορέα κατα¬ 
σκευής του έργου χωρίς να απαιτείται γί αυτό έγκρι¬ 
ση ή εξουσιοδότηση των υπηρεσιών των Υπουργείων 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και για τα 
έργα άλλων φορέων, με βάση τις ειδικές διατάξεις των 
φορέων αυτών, 

ιδ) στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, στον 
κανονισμό και στην έγκριση τιμών μονάδας νέων ερ¬ 
γασιών, 

ιε) στις διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωμάτων 
ή ζημιών, στην έκπτωση του αναδόχου, στον προσδι¬ 
ορισμό των αποζημιώσεων λόγω υπερημερίας του κυ¬ 
ρίου του έργου και ζημιών λόγω ανωτέρας βίας, στην 
επέμβαση του φορέα κατασκευής του έργου για τη 
διόρθωση ελαττωμάτων, στη συνέχιση των εργασιών 
μετά την έκπτωση, 

ιστ) στη διακοπή των έργων και διάλυση των συμ¬ 
βάσεων, 

ιζ) στην αξία του εισκομισθέντων υλικών και του ανα¬ 
πόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων σε περίπτωση 
διάλυσης της σύμβασης, 

ιη) στα προσόντα του υποκατάστατου, στις συνέπειες 
για τον ανάδοχο, στη διαδικασία έγκρισης της υποκα¬ 
τάστασης, στα θέματα που σχετίζονται με την υποκα¬ 
τάσταση μέλους αναδόχου κοινοπραξίας, 
ιθ) στο διακανονισμό της σύμβασης σε περίπτωση 
θανάτου ή πτώχευσης, στα μέτρα που λαμβάνονται σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών του προσωπικού 
του αναδόχου, 

κ) στις προθεσμίες παραλαβής του έργου, προσωρινής 
και οριστικής, στον τρόπο που διενεργείται η παραλαβή, 
στις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης διενέργειας της πα¬ 
ραλαβής, στα θέματα που συνδέονται με τη διοικητική 


παραλαβή και με ενδεχόμενες παραλαβές τμημάτων του 
έργου, στα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη των 
επιμετρήσεων του έργου και την τυχόν επιβολή στον 
ανάδοχο ειδικών ποινικών ρητρών ή άλλων συνεπειών 
για την καθυστέρηση των επιμετρήσεων, 
κα) στον καθορισμό κατά κατηγορία έργων του χρό¬ 
νου συντήρησης, στις συνέπειες παραμέλησης από τον 
ανάδοχο της συντήρησης των έργων, 
κβ) στη χρήση του έργου πριν από την παραλαβή, 
στα όρια, στον τρόπο και στον τύπο παροχής των εγ¬ 
γυήσεων, στην αντικατάσταση των παρακρατήσεων με 
εγγυητικές επιστολές, στην απόδοση ή κατάπτωση των 
εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών, 
κγ) στα στοιχεία που τυχόν συνοδεύουν την αίτηση 
θεραπείας, καθώς και στα θέματα που αναφέρονται 
στην εισαγωγή και εισήγηση της αίτησης θεραπείας 
για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο στην κλήση 
και παράσταση του αιτούντος και των λοιπών ενδια¬ 
φερομένων ενώπιον του Συμβουλίου, στην έκδοση και 
κατάρτιση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια, 
κδ) στον καθορισμό καταβολής ποσού ως βραβείου 
στις αξιολογότερες μελέτες που υποβάλλονται στο δι¬ 
αγωνισμό στο σύστημα μελέτη - κατασκευή. 

5. Τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέ¬ 
λεση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα μπορεί να 
ρυθμίζουν και τις κατά το χρόνο της έκδοσής τους 
καταρτισμένες συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, 
εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στην οικονομική 
δομή των συμβάσεων αυτών. Τα πιο πάνω προεδρικά δι¬ 
ατάγματα μπορούν επίσης να ορίζουν τις διατάξεις που 
εφαρμόζονται μόνο αν με τις εργολαβικές συμβάσεις 
δεν ρυθμίζεται διαφορετικά το αντίστοιχο θέμα. 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Πε¬ 
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων μπορεί 
να καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περι¬ 
λαμβάνονται στο συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί ο 
κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να μην εγκρί¬ 
νουν τη σύστασή τους, η διαδικασία έγκρισής τους και 
κάθε σχετικό θέμα. 

Άρθρο 180 

Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων 

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπο- 
νται από τον παρόντα Κώδικα και τα διατάγματα που 
εκδίδονται με εξουσιοδότησή του ασκούνται από τα 
αρμόδια όργανα ή συμβούλια του φορέα κατασκευής 
του έργου σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του 
κάθε φορέα. 

2. Καθήκοντα προϊσταμένης αρχής για την εκτέλεση 
των δημοσίων έργων, αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων ασκεί 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσι¬ 
ων Έργων επικουρούμενος από την καθ’ ύλην αρμόδια 
υπηρεσία, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του 
Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού μπορούν να 
μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες σε υποκείμενα 




1796 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


όργανα και να αρίζεται α χρόνος έναρξης της άσκησης 
των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από τα 
νέα όργανα και οι συμβάσεις στις οποίες ασκούνται οι 
αρμοδιότητες αυτές. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η 
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης έργου σε οποιαδή¬ 
ποτε οργανωτική μονάδα. Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία 
ΔημόσιωνΈργων (ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Δη¬ 
μόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και ΔημόσιωνΈργων. 

3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, 
εκτός από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., του Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, 
μπορεί με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, 
να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων 
και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για 
τα έργα των φορέων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Κώδικα και να γίνονται οι αναγκαίες προ¬ 
σαρμογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών 
του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον παρό¬ 
ντα Κώδικα για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων 
φορέων και έργων. Με το διάταγμα αυτό μπορεί να 
ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που 
αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των 
διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών 
αυτών. Επίσης μπορεί να μεταβιβάζονται και οι αρμοδι¬ 
ότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
ΔημόσιωνΈργων επί των αιτήσεων θεραπείας, εγκρί- 
σεως διεξαγωγής διεθνών διαγωνισμών και εγκρίσεως 
παρεκκλίσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων. 

4. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία στους άλλους φο¬ 
ρείς για την τήρηση των διαδικασιών και γενικά για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και 
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσι¬ 
οδότησή του ασκείται από τη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, όπως 
ειδικότερα ορίζεται με προεδρικό διάταγμα. 

Άρθρο 181 
Παρεκκλίσεις 

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα 
επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά¬ 
φου 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 2386/1953 (ΦΕΚ 111 Α'). 
Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του 
άρθρου 36 εκτός από τις παραγράφους 7 και 10, του 
άρθρου 37 παράγραφος 1, του άρθρου 43, του άρθρου 
53 παράγραφοι 1, 7, 8 και 9, του άρθρου 54, του άρθρου 
57 παράγραφος 1, των άρθρων 58, 73, 74, 75, 76 και 77, 
καθώς και των άρθρων 92 έως και 110 του παρόντος. 

Άρθρο 182 
Παραρτήματα 

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του παρόντος τα Παραρτήματα I, III, IV, VII, νΐΙΑ, νΐΙΒ, 


νΐΙΓ, X του π.δ. 60/2007, καθώς και τα νέα τυποποιημένα 
έντυπα που αφορούν τα έργα που εμπίπτουν στην κοι¬ 
νοτική νομοθεσία και παρατίθενται στα Παραρτήματα I, 
II, III και VIII έως XI του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1564/2005 
της Επιτροπής (Ε257/1.10.2005). 

2. Προσαρτώνται και αποτελούν επίσης αναπόσπαστο 
μέρος του παρόντος Κώδικα και οι ακόλουθες υπουρ¬ 
γικές αποφάσεις: 

α) Δ17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.2007(ΦΕΚ 1586 Β' και 2410 
Β' Διόρθωση Σφαλμάτων) «Εγκριση 4ης βελτίωσης των 
πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων», 
β) Δ15/ΟΙΚ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ 1105 Β') «Εκδοση ενη¬ 
μερότητας πτυχίου ... και πιστοποιητικών εκτέλεσης έρ¬ 
γων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ15/οικ.1179/07 
(ΦΕΚ 106 Β'), 

γ) οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β'/22.9.2000) «Καθιέρωση 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτη¬ 
του στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 
κάθε Δημόσιου Έργου», 

δ) ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β') «Εφαρμογή 
Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια 
Έργα και Μελέτες», 

ε) ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.4/22.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β') «Σύσταση Ειδικού 
Σώματος Ελεγκτών Συστημάτων και Προγραμμάτων 
Διασφάλισης Ποιότητας ΔημόσιωνΈργων», 
στ) ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β') «Πρόληψη ερ¬ 
γασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», 
ζ) Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β') - Διορθ. Οφαλμ. στο 
ΦΕΚ 724 Β'/12.6.2001 «Εγκριση Κανονισμού διενέργειας 
ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων», όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με την αριθμ. Δ14/45004/01 (ΦΕΚ 793 Β'), 
η) ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β') «Καθιέρωση 
του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φα¬ 
κέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων 
στοιχείων για την έγκριση μελέτης στα στάδια της 
οριστικής μελέτης ή και της μελέτης εφαρμογής σε 
κάθε δημόσιο έργο», 

θ) ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β') «Οδηγίες υπο¬ 
χρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο 
και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου», 
ι) ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β') «Πρόληψη και 
αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατα¬ 
σκευή ΔημόσιωνΈργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)», 
ια) ΔΕΕΠΠ/οικ/110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β') «Τήρηση Βά¬ 
σης Δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών 
και συντηρήσεων ΔημόσιωνΈργων και τους λόγους που 
τις προκάλεσαν», 

ιβ) ΔΙΠΑΔ/οικ/501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β') «Εγκριση οδη¬ 
γιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, 
τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας 
Μελέτης», 

ιγ) ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294/1986 (ΦΕΚ 374 Β') «Εγκριση Κα¬ 
νονισμού Επιθεωρήσεων ΔημόσιωνΈργων», 
ιδ) 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β') «Ρύθμιση 
όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότη¬ 
τας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό 
Συμβούλιο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του. 
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καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», άπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8017/Α.Πλ.1259/07 (ΦΕΚ 
260 Β'), 

ιε) Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 (ΦΕΚ 447 Β' και 694 
διάρθωση σφαλμάτων), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Προϊστάμενης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων 
αρμοδιάτητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημάσιων Έργων», 

ιστ) 20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673 Β') «Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, άπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

3. Προσαρτάται στον παρόντα Κώδικα πίνακας διατά¬ 
ξεων νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων 
που κωδικοποιούνται. 

Άρθρο δεύτερο 
Έναρξη ισχύος 


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση τσυ παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2005 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα 
του Κράτους 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008 


Η ισχύς του παρόντος Κώδικα αρχίζει από τη δημοσί- ο της δικαιοσύνης υπουργός 

ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
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Πίνακας Κωδικοποιού μενών Διατάξεων 


Άρθρο 1 

άρθρα 1κσι 2 του ν. 1418/84 όττως τροποποιήθηκαν με τις παρ.1 
και 2 του άρθρου 1 του Ν.2229/94 και άρθρο 3 του Ν. 1418/84 και 
άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 609/85. Για την κατάργηση του Υ.Δ,Ε. 
και τη σύσταση της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφαρμόζεται το άρθρο 
24 παρ. 1 και 2 α. του ν. 1558/1985 

Άρθρο 2 

άρθρο 4 πσρ.3 εδαφ.1 του Ν. 1418/84, άρθρο 1 παρ,2 του Π.Δ. 
609/85 


άρθρο 4 παρ.2 του Ν.1418/84, άρθρο 3 και 25 του Π.Δ.609/85 

Άρθρο 4 

άρθρο 4 παρ.4 του Ν, 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 8 του Ν.3263/04 (το εδάφιο γ) της παρ. 4 του ανωτέρω 
άρθρου 4 καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
2940/01). 

Άρθρο 5 

άρθρο 6 του Π.Δ,609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Π,Δ.218/99 και άρθρο 16 παρ. 18 του ν . 1418/84, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001. 

Άρθρο 6 


Άρθρο 7 

άρθρο 9 του Π.Δ.609/85 και παράγραφοι 3 και 4 του 
καταργηθέντος άρθρου 8 του π.δ. 609/85, σύμφωνα με την παρ, 

3 του ανωτέρω άρθρου 9 του π.δ. 609/85. 

Άρθρο 8 

άρθρο 10 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 
του Π.Δ.218/99, άρθρο 4 παρ.2 ττεριπτ, β' του Ν.1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε με το τελευταίο εδάφιο της παρ.11 του άρθρου 
42 του Ν.3316/05. άρθρο 3 παρ.2 του Ν.3263/04, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 6 β) του άρθρου 4 του ν. 3481/06. 

Άρθρο 9 

άρθρο 11 του Π.Δ.609/85, άρθρο 4 παρ.4 περ. στ' του 
Ν. 1418/84 

ΚίΤϊΙ'ΤϋϊΒ [Ι^Μ 

άρθρο 12 του Π,Δ.609/85, άρθρο 4 παρ. 4 περ. ζ' του Ν. 1418/84 

Άρθρο 11 

άρθρο 13 του Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 
του Π.Δ. 218/99, άρθρο 4 παρ.4 περ. η' του Ν.1418/84 

Άρθρο 12 

άρθρο 9 παρ.4,6,7,8 περ, α',β',γ',δ',ε',στ',η' του Ν.2052/92 

■ ι.υ.ι.··ίΜ 

άρθρο 14 του Π.Δ.609/85 


άρθρο 4 του Ν.1650/86, άρθρο 2 του Ν.3010/02 

Άρθρο 15 

άρθρο 4 παρ.3 τελευταίο εδάφιο του Ν.1418/84, άρθρο 4 του 
Π.Δ.609/85, άρθρο 3 του ν. 3548/07, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 3559/07, άρθρο 8 παρ.θδ’ 
του Ν.2741/99, άρθρο 3 παρ.1 και άρθρο 8 του Ν.3263/04, 
άρθρο 42 παρ. 9 του Ν,3316/05 

'Άρθρο 16 

άρθρο 2 του π.δ/τος 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1, παρ. 2 και 3 του π,δ/τος 218/99, άρθρο 5 παρ. 1 του Ν, 
2576/98 και παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01 και αναριθμήθηκε 
σε παρ. 41 με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3481/06, άρθρο 15 παρ. 

6 του Ν3212/03 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
τέταρτου του ν. 3621/07. 
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Αρθρο 17 


Άρθρο 18 


Άρθρο 19 


Άρθρο 20 


Άρθρο 21 


Άρθρο 22 


Άρθρο 23 


Άρθρο 24 


Άρθρο 25 


Άρθρο 26 


Άρθρο 27 


άρθρο 5 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
Π.Δ.218/99, άρθρο 8 του Ν.32β3/04 


άρθρο 4 παρ.8 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.5 περ.β' του άρθρου 1 του Ν.2229/94, άρθρο 15 του 
Π.Δ.609/86 και άρθρο 16 παρ. 18 του ν. 1418/84, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001 


άρθρο 4 παρ.7 του Ν. 1418/84, (το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου καταργήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου δέκατου 
τρίτου του ν. 2338/95), άρθρο 16 του Π.Δ.609/85 


άρθρο 4 παρ,9 του Ν.1418/84 όπως προστέθηκε με την παρ.6 
του άρθρου 1 του 2229/94, άρθρο 16 παρ.44, 45 του Ν.141Θ/84 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και 
αναριθμήθηκαν σε 43 και 44 με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν, 
3481/06, άρθρο 15 παρ.9 του Ν.3212/03, άρθρο 7 παρ.3, 4 του 
Ν.3263/04, άρθρο 17 παρ.3 τελευταίο εδάφιο, και άρθρο 16 παρ. 
18 του V. 1418/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του V. 2940/2001 και άρθρο 23 παρ.1 εδάφιο 1® του Π.Δ. 609/85, 
άρθρο 17 παρ.4 τελευταίο εδάφιο του Π.Δ. 609/85 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 368/1994 


άρθρα 21 και 22 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 12 του Π.Δ.218/99, άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.472/85, άρθρο 
42 παρ.8 του Ν.3316/05, άρθρο 3 παρ.2 του Ν.3263/04 


άρθρο 4 παρ.5 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει μετά τα άρθρα 4 
παρ.44 του Ν.2940/01, 15 παρ.1 του Ν.3212/03 και 3 του 
Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6. β) και την παρ. 
8 του άρθρου 4 του ν. 3481/06, άρθρα 17,20,23 και 27 παρ.6 του 
Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 8 παρ.1, 2 και 
3 και 11 του Π.Δ.218/99, άρθρο δέκατο τρίτο παρ.2 του 
Ν.2338/95 


άρθρο 4 παρ.2β του Ν.1418/84, άρθρο 4 παρ.6,7,8 και άρθρο 
19 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
Π.Δ. 218/99, άρθρο 42 παρ. 11 του 3316/05 


άρθρα 23 και 27 παρ.6 του Π.Δ. 609/85, άρθρο 15 παρ. 11 του 
Ν.3212/03, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 4 
του V. 3481/06 και άρθρο 1 παρ.2 και άρθρο 4 παρ, 6 του 
Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
έκτου του ν. 3559/07, άρθρο 4 παρ.12 του Ν.1418/84 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.6 του Ν.2229/94 _ 

άρθρο 20 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 
του Π.Δ.218/99, άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.3263/04 


άρθρο 1 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6. α) 
του άρθρου 4 του ν, 3481/06, άρθρο 3 παρ.6 του Ν.3263/04. (το 
σχετικό άρθρο 18 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του Π.Δ. 218/99 καταργήθηκε με την παρ. 3 στ) του 
άρθρου 12 του ν. 3263/04). 


Το άρθρο 2 του Ν. 3263/04 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 
του άρθρου 4 του ν. 3481/06. (το σχετικό άρθρο 24 του Π.Δ, 
609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1, 2 του Π.Δ. 
218/99 καταργήθηκε με την παρ. 3 στ) του άρθρου 12 του ν. 
3263/04 
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Άρθρο 29 


Αρθρο 30 


Άρθρο 31 


Άρθρο 32 


Άρθρο 33 


Άρθρο 34 


Άρθρο 35 


Άρθρο 36 


Άρθρο 37 


Άρθρο 38 


Άρθρο 40 


Άρθρο 41 


άρθρο 4 παρ.2γ του Ν.1418/84, άρθρο 83 του Ν.2362/95 


άρθρα 3 και 25 του Π.Δ.609/85 όττως τροττοττοιήθηκαν με τα 
άρθρα 2 και 14 του Π.Δ. 218/99 αντίστοιχα, άρθρο 4 ΤΓαρ.2 περ. 
γ' τελευταίο εδάφιο του Ν. 1418/84 


άρθρο 19 τταρ.7 του Π.Δ. 774/80, όττως ισχύει μετά την 
τροττοποίησή του από το άρθρο 2 του ν. 3060/02 και από το 
άρθρο 9 παρ. 3 του ν, 3090/02, άρθρο 4 παρ.13 και άρθρο 5 
παρ. 1, του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν.2229/94, άρθρο 26 Π.Δ. 609/85, σε συνδυσμό 
με το άρθρο 23 του ν. 2690/ 1999 και άρθρ. 1 παρ. 2 και 3 του 
Ν.3263/04, άρθρο 12 παρ. 27 του Ν.3310/05, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3614/07. 


άρθρο 3 του Ν.3310/05, όπως ισχύει μετά το άρθρο 3 του 
Ν.3414/05 


άρθρο 4 του Ν.3310/05, όπως ισχύει μετά το άρθρο 4 του 
Ν.3414/05 


Άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 5 του Ν.3310/05, όπως ισχύει μετά το 
άρθρο 5 του Ν.3414/05 και αριθμ. 20977/07 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας{Β·1673). 


άρθρ.6 του Ν.3310/05, όπως ισχύει μετά το άρθρο 6 του 
Ν.3414/05 


άρθρα 4 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6. γ) 
του άρθρου 4 του ν. 3481/06 και οι αποφάσεις Δ17σ/03/101/ΦΝ 
437/18.10,04 ( ΒΊ581)και Δ17α/07/14/ΦΝ 437/7.2.05(6Ί82) 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 


Άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του Ν 1418/84, άρθρο 28 παρ 2α, άρθρο7 
παρ.2 του Ν 1418/84, άρθρο 28 παρ. 1,2,3,5,6 του Π.Δ. 609/85 
παρ 2β του άρθρου 46 του Ν3316/05 με την οποία καταργήθηκε 
η παρ 5 του άρθρου 6 του Ν1418/85, άρθρο 59 παρ. 2 του Π.Δ. 
609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Π.Δ. 218/99 
και άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.3263/04 


άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.1418/84, άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο 
του Ν.1418/84, άρθρο 34 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 
του Π.Δ.218/99 και 28 παρ.4 του Π,Δ.609/85, άρθρο 8 παρ.4 
του Ν.2576/98 και παρ. 2 της απόφασης αριθμ, Δ1ΠΑΔ/889/27- 
11-2002 (ΒΊ '6) 


άρθρο 6 παρ.6 του Ν.1418/85 όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν 2229/84. (οι παράγραφοι 5 και 7 του 
άρθρου 6 του ν. 1418/84, όπως ισχύουν καταργήθηκαν με την 
παρ, 2 β) του άρθρου 46 του ν. 3316^5). 


άρθρο 35 παρ. 1,2,3,4,5, του Π.Δ.609/85 


άρθρο 9 παρ 1,2,3 του Ν.3263/04, η παράγραφος 9 του άρθρου 
6 του 1418/84 που προστέθηκε με την παρ 11 του άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και καταργήθηκε με το άρθρο 12 παρ 36 του 
Ν.3263/04 


παρ 8 του άρθρου 6 του Ν.1418/84 όπως ισχύει μετά την παρ Ια 
του άρθρου 46 του Ν,3316/05, άρθρο 49 του Ν. 1914/90 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 47 του Ν.1959/91 και άρθρο 8 
παρ.4 του 679/77 όπως προστέθηκε με τηνπαρ,3 του άρθρου 
5 του Ν.2229/94 
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Αρθρο 44 


Αρθρο 45 


άρθρο 38 του Ν.3316/05 


άρθρο 6 ττσρ 4 του Ν. 1418/84, άρθρο 31 του Π,Δ, 609/85 


άρθρο 29 του Π.Δ.609/85 όττως αντικαταστάθηκε οπό την παρ. 2 
του άρθρου 16 του Π.Δ.218/99 


άρθρο 1 παρ.7 του Ν.2229/94 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
5 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν.2338/95, άρθρο 30 του 
Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του 
Π.Δ.218/99 και ισχύει μετά τον Ν.3316/05 (άρθρο 31 παρ.5) και 
το άρθρο 4 παρ. 11 του Ν, 1418/84 όπως προστέθηκε με την 
παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.2229/94 και αντικαταστάθηκε με την 
παρ.7 του άρθρου 5 του Ν.2940/01 


Αρθρο 46 

άρθρο 32 του Π.Δ.609/85, άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 1418/84 ,όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, 
παράγραφο 2 τελευταίο εδάφιο και παράγραφο 3 του άρθρου 10 
του V, 1418/1984 και το άρθρο 7 του Π.Δ.3β8/94 


άρθρο 33 του Π.Δ,609/85 

Αρθρο 48 

άρθρο 5 παρ.4 του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και άρθρο 36 παρ. 1-8 του 
Π.Δ.609/85 και άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3263/04 

Αρθρο 49 

άρθρο 5 του Ν.3263/04. (η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 
κατά το μέρος που αναφέρονται στις ποινικές ρήτρες, καθώς και 
οι παρ. 9 - 12 του άρθρου 36 του Π,Δ. 609/85 καταργήθηκαν με 
την παρ. 3 ζ) του άρθρου 12 του ν. 3263/04). 

Άρθρο 50 

άρθρο 5 παρ. 4 και 5 (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 2 παρ.4 
του Ν.2229/94) του Ν. 1418/84 και άρθρο 37 παρ. 1-3 του 
Π.Δ.609/85 

Άρθρο 51 

άρθρο 5 παρ. 9 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και αναριθμήθηκε σε παρ. 
11 με το άρθρο 1 του Ν.2940/01, η ΠΥΣ 248/3-7-95 {ΑΊ47) 
καθώς και το άρθρο 1 παρ,44 του Ν2412/96, άρθρο 4 του 
Π.Δ.166/03 και άρθρο 39 του Π.Δ.609/85 

Άρθρο 52 

άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 

8 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και άρθρο 38 του Π,Δ.609/85 

Αρθρο 53 

άρθρο 5 παρ. 9,10,12 του Ν 1418, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 18 του Ν.1947/91 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 
του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και ισχύουν μετά το Π.Δ.166/03, 
άρθρο 40 του Π.Δ.609/85 και άρθρο 10 του Ν,3263/04 

Άρθρο 54 

άρθρο 10 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 
παρ.21 του Ν.2052/92 και με τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 2 του 
Ν.2229/94, άρθρο 41 του η.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 19 του Π.Δ.218/99 και η απόφαση αριθμ. 

Δ1 7α/10/40/ΦΝ294/7.12.92 


άρθρο 42 του Π.Δ. 609/85 

Αρθρο 56 

άρθρο 44 του Π.Δ.609/85 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 
παρ.1 του Π.Δ.368/94 {Α'201) και άρθρο 2 του Π.Δ.210/97 
ίΑΊ66) 

Άρθρο 57 

άρθρο 8 παρ.1 και 2 του Ν.1418/84, άρθρο τέταρτο παρ. 1 του 
Ν.2372/96, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
τέταρτου του ν. 3621/07, άρθρο 2 παρ,2 του Ν. 2940/01, όπως 
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Άρθρο 58 


Άρθρο 59 


Άρθρο 60 


Άρθρο 61 




§ 1 . 
Άρθρο 64 

Άρθρο 65 


Άρθρο 66 


Αρθρο 67 
Άρθρο 68 


Άρθρο 69 

Άρθρο 70 

Άρθρο 7^ 
Άρθρο 72 
Άρθρο 73 


αντικαταστάθηκε με την πσρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06, 
άρθρο 2 παρ. 12 και 13 του Ν. 2229/94, άρθρο, δέκατο τρίτο 
παρ. 3 του Ν. 2338/95, άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ.23/93, άρθρο 8 
παρ. 3 του Π.Δ.334/00, άρθρο μόνο παρ. 1 κα? 2 του Π.Δ.402/96 
άρθρο 1 παρ.1 και άρθρο 2 του Π.Δ.210/97, άρθρο μόνο παρ.1 
και 2 του Π.Δ.286/94 άρθρο 3 και 13 παρ.2 του Π.Δ.368 /94 και 
Δ17α/08/78/Φ.Ν.357/3-11-95 (Β'941) και Δ17σ/07/45/Φ.Ν.380/ 
27-5-1996 {Β' 409) αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού και 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αντίστοιχα., άρθρο 15 παρ. 2 του 
Ν.3212/03 και άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3263/04 _ 


άρθρο 7 παρ.3, 4 και 6 του Ν.1418/84 και άρθρο 45 του 

Π.Δ.609/85 _ 

0( αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ αριθμ. ΔΕΕΠ/οικ. 
502/13.10.2000 (ΒΊ265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.01 {ΒΊ013), 
ΔΙΠΑΔ/οικ. 501/1.7.2003 (Β'928) και απόφαση 64517/ Ε.Υ.Σ., , 
6195/2.10.2003(1539 Β') των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ και παρ. 4 του άρθρου τέταρτου του 

V. 2372/1996. _ 

I άρθρο 46 του η.Δ.609/85, άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2229/94_ 


άρθρο 6 του Ν.3263/04, όπως αντί καταστάθηκε από την παρ. 9 
του άρθρου 4 του ν. 3481/06, (το σχετικό άρθρο 47 του Π.Δ. 
609/85 καταργήθηκε με την παρ. 3 η) του άρθρου 12 του ν. 

3263/04). _^_ 

άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 1418/84 και άρθρο 48 του Π.Δ.609/85 
άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.1418/84 και άρθρο 49 του Π.Δ.609/85 
άρθρο 9 παρ. 1 και 3 του Ν/1418/84 και άρθρο 50 του 

Π.Δ.609/85 _ 

άρθρο 5 παρ, 6 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την 
πσρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και άρθρο 51παρ. 1-4 του 

Π.Δ.609/85 _ 

άρθρο 5 πσρ. 7 του Ν.1418/84 όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν.2940/01 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 

2 του Ν.32β3/04 _ 

άρθρο 1 της απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ αριθμ. 

Δ17α/01/13/ΦΝ 430/ 27.2.2002 (Β'267) _ 

άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.1418/84 όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν.2940/01 και το άρθρο. 7 παρ. 1 του Ν.3263/04 και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3481/06. 
άρθρο 2 της απόφασης του Υφυπουργού αριθμ. Δ17α/01/13/ΦΝ 

430/ 27.2.2002 (Β'2β7) _ 

άρθρο 35 παρ, 6 και 7 του Π.Δ.609/85κσι άρθρο 51 παρ. 5 και 6 

του Π.Δ.609/85 ____ 

άρθρο 52 του Π.Δ.609/85 _ 

άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 1418/84 και άρθρο 56 του Π.Δ.609/85 
” άρθρο 53 του Π.Δ.609/85, άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Ν.1418/84, 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν,1418/84 όπως 
έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου τέταρτου του 
Ν.2372/96, τελευταίο εδάφιο τηε παρ.2 του άρθρου 11 του 
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Άρθρο 75 


Άρθρο 76 



Άρθρο 80 


Άρθρο 81 


Άρθρο 82 


Άρθρο 85 


Άρθρο 86 
Άρθρο 87 


Άρθρο 88 
Άρθρο 89 


Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 2 
του Ν.2229/94 και π απόφαση οικ/433/19.9.2000 (ΦΕΚ Β' 1176) 
του ΥΠΕΧΩΔΕ 


άρθρο 54 του Π.Δ.609/85 


άρθρο 55 του Π.Δ.609/85 και η απόφαση του Υφυπουργού 
αριθμ. ΔΕΕΠΠ/οικ.433/19.9.2000,(ΒΊ176), άρθρο 11 παρ.1, 3 
και 4 του Ν. 1418/84 


άρθρα 12 παρ. 1 του Ν.141Θ/84, όπως αρχικά αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2940/01και ισχύει μετά τη νέα 
αντικατάστασή του με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν.3212/03, άρθρο 
12 παρ. 3 του Ν,1418/84 όπως ισχύει μετά την προσθήκη δύο 
εδαφίων με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2229/94 και άλλων δύο 
εδαφίων με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2940/01, άρθρο 12 παρ. 8 
του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν. 2229/94, άρθρο 12 παρ. 11 του Ν.1418/84 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2576/98 και άρθρο 57 
του Π.Δ.609/85 


άρθρο 13 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 
παρ. 3 του Ν. 2940/01 και την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 
3481/06. 


άρθρο 14 του Ν.1418/84 


άρθρο 58 του Π.Δ.609/85 


άρθρο 15 παρ.1,2,3 και 4 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν 
με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.2229/94, άρθρο 35 παρ. 2 
του Ν.3164/03, άρθρο 2 παρ. 8 και άρθρο 3 του Π.Α. 60/2007, 
άρθρο 7 της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
αρ. Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16-12-1994 (Β'953) και ν. 2155/1993 
«Κύρωση Συμφωνίας για τον ΕΟΧ..» (ΑΊ04) και απόφαση 
69/2006 της μικτής επιτροπής του ΕΟΧ (Ι* 245/7-9-2006) 


άρθρο 15 παρ.5 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.2229/94, άρθρο 35 παρ.2 του 
Ν.3164/03, άρθρο 2 του Ν.2938/01, άρθρο 7 της απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

Δ17α/03/74/ΦΝ312/16.12.1994 (Β'953). 


άρθρο 15 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο, πσρ.6 του Ν.1418/84, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.4 του Ν.2229/94, παρ. 2 του 
άρθρου 35 του Ν.3164/03 και άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του 
Π.Δ.278/99 


Άρθρο 83 

άρθρο 3 του Π.Δ. 278/99 

Άρθρο 84 

άρθρο 4 του Π.Δ. 278/99 


άρθρο 5 του Π.Δ. 278/99 


άρθρα 6, 7 και 11 του Π.Δ.278/99, άρθρα 7 και 8 του Ν.3260/04 
άρθρα 8 και 9 του Π.Δ.278/99 


άρθρο 10 του Π.Δ.278/99 _ 

άρθρο 12 του Π.Δ.278/99 _ 

άρθρο 13 του Π.Δ.278/99 __ 

άρθρο 14 του Π. Δ.278/99 _ 

άρθρο 16 παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 16 του Ν.1418/84, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01, παρ. 4 του 
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άρθρου 15 του Ν.3212/03 και άρθρο 1 της υττουρνικής 
απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ 430/ 2-10-2001, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης αριθμ. 

Δ15/ΟΙΚ/1056/20.1.06 (ΒΊ02). 

Αρθρο 93 

Άρθρο 16 παρ. 14 τελευταίο εδάφιο του ν. 1418/84, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 που ν. 2940/01 και υπουργική 
απόφαση αρ. Δ17α/03/44/ΦΝ 312/20.8.01 (ΒΊ114) 

Αρθρο 94 

άρθρο 16 πσρ.13,14 και 15 του Ν.1418/84, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και άρθρο 1 και 2 
της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ ΦΝ. 430/2-10- 
01(ΒΊ314'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 
αριθμ. Δ 15/οικ/1056/20.1.06 (8Ί02) του Υπουργού ΠΕΧΟΛΡ 

Άρθρο 95 

άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ ΦΝ. 430/2- 
10-01 (ΒΊ314 ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της 
απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02) του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ. 

Αρθρο 96 

άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2- 
10-01 (ΒΊ314) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της 
απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02) του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 97 

άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2- 
10-01 (ΒΊ 314), όπως αντικαταστάθηκε με την 

αριθμ.ΔΙ 5/01 κ/17294/1-6-05 υπουργική απόφαση και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της απόφασης αριθμ. 
Δ15/ΟΙΚ/1056/20.1.06 (ΒΊ02), όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση αριθμ. Δ15/οικ/1179/19-1-2007 (ΦΕΚ Β' 106) του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 98 

άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2- 
10-01 (ΒΊ314), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της 
απόφασης αριθμ. Δ 15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. Δ15/οικ/1179/19-1-2007 
(ΦΕΚ Β' 106) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 99 

παρ, 29, 31 και 32 του άρθρου 16 , όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 4 του Ν.2940/01 και οι ανωτέρω παράγραφοι 
αναριθμήθηκαν σε παραγράφους 28, 30, 31 με την παρ. 4 του 
άρθρου 4 του ν. 3481/06 και Π.Δ. 105/04 

Άρθρο 100 

άρθρο 16 παρ.18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 του Ν.1418/84, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3481/06 και 
καταργουμένης της παρ. 23 αναριθμούνται οι υπόλοιπες σε παρ. 
23, 24, 25, 26 και 27, άρθρο 15 παρ. 5 του Ν.3212/03 και άρθρο 
42 παρ.6 του Ν.3316/05 

Άρθρο 101 

άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2- 
10-01 (ΒΊ314) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της 
απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 {ΒΊ02), όπως 

τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ, Δ15/οικ/1179/19-1-2007 
(ΦΕΚ Β' 106) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 102 

άρθρο 16 του Ν.1418/84, παρ. 40, 41, και 42, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και οι ανωτέρω 
παράγραφοι αναριθμήθηκαν σε 39, 40, 41 με την παρ. 4 του 
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άρθρου 4 του ν. 3481/06 και η τταρ. 39 αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 3621/07 και υπουργικές 
αποφάσεις αρ. Δ17α/02/59/ΦΝ430/8-8-02 και αρ. 
Δ17α/08/35/ΦΝ430/8-4-03 η οποία ακυρώθηκε με την αρ. 
1443/07 απόφαση του ΣτΕ. 


Αρθρο 103 


άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/01/54/ΦΝ 430/17- 
10-01(ΒΊ418) 


Αρθρο 104 


άρθρο 16 παρ. 15 του Ν.1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 4 του Ν.2940/01 και άρθρο 2 παρ.1 και 2 της υπουργικής 
απόφασης αρ. Δ17α/01/54/ΦΝ 430/17-10-01 (ΒΊ418) 


άρθρα 7 έως 10 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17αΛ)4/50/ΦΝ 
430/2-10-01 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 και 9 της 
απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 {ΒΊ02) του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ και τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 
1418/1984 


Άρθρο 105 


Άρθρο 106 


άρθρο 16 παρ. 15 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 4 του Ν.2940/01, άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης 
αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2-10-01 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 8 της απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (Β'102)του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 


Άρθρο 107 


άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.1418/84, παρ. 2 του άρθρου 13 του 
Ν.2576/98 και άρθρο 15,17 και 18 της υπουργικής απόφασης 
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ.294/18.3.1985,(ΒΊ70) όπως ισχύει (τα λοιπά 
άρθρα της εν λόγω απόφασης θεωρούνται καταργημένα, 
δεδομένου τα θέματα αυτά ρυθμίστηκαν εκ νέου με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 2940/01). 


Άρθρο 108 


Άρθρο 109 


άρθρο 17 παρ. 6 του Ν.1418/84, άρθρο 2 του Π.Δ.472/85, άρθρο 
17 της υπουργικής απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ.294/18,3.1985, 
(ΒΊ70) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 της 
απόφασης αριθμ. Δ15/οιι^1056/ 20.1.2006 (ΒΊ02}του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ. άρθρο 4 παρ. 15 του Ν,2229/94, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου δωδέκατου του 
Ν.2338/95 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ.7 του 
Ν.3316/05 και τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 του 
Ν, 1418/84, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5 του 
Ν.2940/01 


άρθρο 17 παρ. 7 του Ν.1418/84, άρθρο 4 του Π.Δ.472/85 και 
άρθρο 10 του Π.Δ.368/94 


Άρθρο 110 


άρθρο 17 παρ. 8 του Ν.1418/84, άρθρο 5 του Π.Δ.472/85 και 
άρθρο 60 παρ. 1 και 2 του Π.Δ.609/85 


Άρθρο 111 

Αρθρο 112 
Άρθρο 113 
Άρθρο 114 
Άρθρο 115 
Άρθρο 116 
Άρθρο 117 
Άρθρο 118 
Άρθρο 119 


Άρθρο 2 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2α), β), 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
11α), β). δ), 12, 13, 14, 

Άρθρο 3 του Π.Δ. 60/2007 
Άρθρο 4 του Π.Δ. 60/2007 
Αρθρο 6 του Π.Δ. 60/2207παρ. 1γ), 2 
Άρθρο 7 του Π.Δ. 60/2007 παρ. Ια), 2 
Άρθρο 8 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2, 3, 4, 5α), 9 
Άρθρο 9 του Π.Δ. 60/2007 
Άρθρο 11 του Π.Δ. 60/2007 
Άρθρο 12 του Π.Δ. 60/2007 _ 
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Άρθρο 120 

Άρθρο 16 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 121 

Άρθρο 17 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 122 

Άρθρο 18 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 123 

Άρθρο 22 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 124 

Άρθρο 24 του Π.Δ. 60Ώ007 παρ. Ια), β), δ). 2, 3, 4 

Άρθρο 125 

Αρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 τταρ. 1, 4 

Άρθρο 126 

Άρθρο 26 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 127 

Άρθρο 27 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 128 

Άρθρο 28 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 129 

Άρθρο 28Α του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 130 

Άρθρο 29 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1γ, 2, 3, 4 πλην των εδαφίων 5 
και 7. 

Άρθρο 131 

Άρθρο 30 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 132 

Άρθρο 31 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 133 

Άρθρο 32 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 134 

Άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 135 

Άρθρο 34 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2, 3, 4, 5α). β), δ), ε) πλην 
τελευταίου εδαφίου για ανταγωνιστικό διάλογο 

Άρθρο 136 

Άρθρο 35 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 137 

Άρθρο 36 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 138 

Άρθρο 37 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1α), β), γ), δ), ε), η) 

Άρθρο 139 

Άρθρο 38 του Π.Δ, 60/2007 

Άρθρο 140 

Άρθρο 39 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 141 

Άρθρο 40 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2, 3, 4 πλην τελευταίου 
εδαφίου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 

Άρθρο 142 

Άρθρο 41 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 143 

Άρθρο 42 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 144 

Άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 145 

Άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007 πλην τελευταίου εδαφίου για 
συμ(3σσεις υπηρεσιών 

Άρθρο 146 
Άρθρο 147 

Άρθρο 45 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 23 ί). β), γ), ε), στ), ζ), η), 3, 
4.6 

Άρθρο 47 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 148 

Άρθρο 149 

Άρθρο 48 του Π.Δ. 60/2007 

Αρθρο 150 

Άρθρο 49 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 151 

Άρθρο 50 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 152 

Άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 153 

Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 154 

Άρθρο 53 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 155 

Άρθρο 54 του Π Δ. 60/2007 

Άρθρο 156 

Άρθρο 55 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 157 

Άρθρο 56 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 158 

Άρθρο 57 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 159 

Άρθρο 67 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 160 

Άρθρο 68 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 161 

Άρθρο 69 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 162 

Άρθρο 70 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 163 

Άρθρο 71 του Π.Δ. 60/2007 
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■ 

Άρθρο 164 

Άοθρο 72 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 165 

Άοθρο 73 του Π.Δ. 60/2007 



Άρθρο 166 

Άοθοο 74 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 167 

Άρθρο 75 του Π.Δ. 60/2007 

Άρθρο 168 

Άρθρο 76 του Π.Δ. 60/2007 


Τα ττροηγούμενα ττροεδρικά διατάγματα προσαρμογής 
στην κοινοτική νομοθεσία αριθμ. 334/2000 (Α 279) και 
336/2002 (Α'281) κατσργούνται με την παρ. 2 ε) και στ) του 
άρθρου 77 του Π.Δ. 60/2007. 

Άρθρο 169 
Άρθρο 170 
Άρθρο 171 
Άρθρο 172 
Άρθρο 173 
Άρθρο 174 
Άρθρο 175 

Άρθρο 1 του V. 2522/1997 (Α' 178) 

Άρθρο 2 του V. 2522/97 

Άρθρο 3 του ν, 2522/97 

Άρθρο 4 του V. 2522/97 

Άρθρο 5 του ν. 2522/97 

Άρθρο 6 του ν. 2522/97 

Άρθρο 7 του ν, 2522/97 


Άρθρο 176 

άρθρο 21 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ, 16 
του άοθοου 4 του Ν.2229/94 και Π.Δ. 121/01 

Άρθρο 177 

άρθρο 22 του Ν.. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πέμπτο του Ν.2719/99 και πρώτο εδάφιο της παρ, 10 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.2940/01 και 
συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.3044/02, 
παο,1 του άρθρου 8 του Ν.2576/98 


άοθρο 20 του Ν.418/84 

Άρθρο 179 

άρθρο 4 παρ.7,8, άρθρο 5 παρ.6,9, άρθρο 7 παρ.7, άρθρο 8 
παρ.5, άρθρο 9 παρ.3, άρθρο 10 παρ.11, άρθρο 11 παρ.2,3, 6, 
άοθοο 12παο.12 και άρθρο 18 του Ν. 1418/84 

Άρθρο 180 

άρθρο 19 παρ. 1,2,3,4. του ν. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3481/06 και τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 3621/07, απόφαση αριθ, 
Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1 / 13-3-07 (Β'447) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
και άρθρο 27 παρ.4 του ν. 1418/84. 

Άρθρο 181 

άρθρο 28 παρ. 2 του Ν.1418/84 

Άρθρο 182 

Παραρτήματα 
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ΠΑΡΑΡΤΗ Μ Α ·)· 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΐ»! ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑ1 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΚ) β) (’) 


■Πίλος ΕΤ 

ΚαιαοκΕΟΐς 

Κω&κύςΟΡν 

Τμήμα 

Ομϋ&Ι 


Περιγραφή 

Σημειώσεις 

45 



Κίηασιεευέι; 

Το τμήμα αυιΐι ττεριλαμβόνει; 

νέες κατασκευές, αττοκστΰστσση και 

συνήθεις ετπσκευές 

45000000 


45.1 


Προετριμααίσ ερνοταξίοϋ 


45100000 


^Ηι 

45,11 

1 

1 

Κατΐδάφιση κπρίων και 
εκτέλεοη χωματαοργικών 
ερνασιών 

1 

ί 

1 

Η τά^η αυτή ττεριλαμβόνει: 

— αττοξήλιυση ή κατεδάφιση κτιρίων 
και άλλων κατασκευών 

— εκκαθάριση εργοταξίων 

— χωματουργικά έργα: εκσκαφές, 

ετπχωμα-τώσεις, εττιττΐδωοη και 

ισοττέδωση εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, 
αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις κλ.η. 

1 — ττροτταρασκευή εργοταξίων ορυχείων: 

I — αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές 
■εργασίες δκτμάρφωσης και προετοιμασίας 

1 γηττέδων και χώρων εκμετάλλευοης 
ορυχείων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει εττίσης: — 

σποατράγγιση εργοταξίων 

— αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών! 
εκτάσεων 

1 

45110000 

1 


1 

45.12 

ώοΜμασηκές γειμτρήσπς 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 

— δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 
καθώς και πυρηνοληψία για κατασκευα¬ 
στικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή συ¬ 
ναφείς σκοπούς 

Η τάξη αυτή δεν ττεριλαμβάνει: 

— γεώτρηση φρεατίων άντλησης 
πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20 

— γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε 

45.25 — διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25 

— αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου 

και φυσικού αερίου, γεωφυσική, 

γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 
74.20 

45120000 


|45.2 

-:,Γ- 


Κατασκευή ττΑήρων κη¬ 
ρίων και τεχνικών έργων 
ή μερών τους έργα ττοΑι- 
ηκοΟ μηχανικού 


45200000 


(’) Ιί περίπτωση Λκπαμένων ερμηνειών μεταξύ ΟΡν και ΝΑΟΕ, εφαρμό^Εται γ\ ονομαιολον^α ΝΑΟΕ- 
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_ΤΙτίίπ· ΤΤ_1---- 

Τμήμα Ομάδα | 

1 Περιγραφή 

1 

Ιημοώσεις 

Κωδικός ΟΡν 


45,21 


ι<ητασκΕυή κτιρίων και 
ιεχνικών ίργων 

ΓΓοΜηκαύ μτ^ανικού 


Η τάξη αυτιΐ τιεριΑαμβάνει·. 
κατασκευή κάθε τύποι» κτιρίων 

κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού 
μηχανικού: 

γεφυρών (ττεριλαμβανομένων και των 
γεφυρών για υιαρυψωμένους 
αυτοκινητόδρομους), κοιλάδογεφυρών, 
σηράγγων και υπογΈίων διαβάσεων 

αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες 
σποοπτόσεις 

αγωγών και γραμμών ετηκσινωνιών και 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά 
κέντρα- βοηθητικών «σηκών έργων 

συναρμολόγηση και ανέγερση 
προκατασκευασμένων κατασκευών στο 
εργοτάξιο 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει; 

υπηρεσίες συναφείς με την άντληση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 
11.20 

ανέγερση πλήρων προκεππεικειιασμένων 
κατασκευών από τμήματα ιδίας 
κατασκευής που δεν είναι από 
σκυρόδεμα, βλέπε τμήματα 20, 26 και 
2β 

κατασκευαστικά έργα (εκτός οπό κτίρια) 
σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, 
γηπέδων τένις, γηττέδων γκολφ και Αοιττών 
αθΑηπκών εγκετταστάσεων, βλέττε 45.23, 
εγκαταστάσεις παροχών ειε κτίρια, βλέπε 
45.3 

αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4 

όραστηριότητες αρχηέκτονος και ττολητκού 
μηχανικού, βλέττε 74.20 

βιαχείριση κατασκευαστικών έργων, 


ρρόμων, 
ρεροβρομίων 
ρθληπκών 
εγκοτασιάσεων 


οδών, 

και 


κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών 
αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων 
αμαξιτών οδών και ττεζοδρύμων 

κατασκευή σιδηροδρομικών έργων 

κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων 

κατασκευαστικά έργα (εκτός σιτδ κτίρια) 
σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, 
γηττέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

διαγράμμιση οδικών επιφανειών και χώρων 
σιάθμευοης αυτοκινήταιν 

Η τάξη αυτή δεν περιΑαμβάνει; 


4521000 

0 


1 

! 1 

βλέπε 74,20 ] 

1 

45.22 

ί 

Κατασκευή στεγών 

και δομικών σκελετών 
κτιρίων 

1 

Η τάξη αυτή ττεριΑαμβάνει; 4522000 

κατασκευή στεγών 

τοποθέτηση επικαλύψεων 

στεγών ατεγάνωση 

45.23 

1 

^τασκευή αυτοκινηπ> 

1 Η τάξη αυτή ττεριΑαμβάνει·. ' 

1 ττηηΐίΠτττΛ 


κπκά 

χωματου 

ργικά 

έργα, 

βλέττε 

45,11 
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>·1ΧΧ(1ΐ--- 

τίτΛοςίτ 1 

Καιασκαχα ^ 

(οΛκίςϋΡν 

τιι4κι 6 

μίδα Τ 

«η 

ΠΕργραφιΙ 

ΐημειώσας 


1 


5.24 

κ 

ϊιτασκευή ιΛραυλικών ^ 
,« λίμενκών έρνων ^ 

ί 
< 

( 

1 

■1 τάξη αυτή περιλαμβάνει: κατασκευή: ' 

ιδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων 
Ιργων, λιμένων σκαφών αναψυχής 
μαρίνες), κλεισιάδων κλ.η 
ρραγμάιων και αναχωμάτων βυθοκορήσεις 
υποβρύχια έργα 

45240000 

1 


45.25 

1 

ΕκτέΑεοη Λοιηών κατβ- 
σκευασηΐίών εργασιών ει¬ 
δικής ιρύσης 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
κατασκευαστικές δραστηριότητες που 
εξάδι-κείιονται οι τομέα κοινά οε 
διάφορα είδη κατασκευών και ατταιτοΰν 
ειδικευμένο προσωπικά ή εξοπλισμδ: 
κατασκευή θεμέλιώσεων, 

ττεριλαμβάνομένης και της έμττηξης 
ττασσάλων 

γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων 

ύδατος, εκσκαφή φρεάτων 
ανέγερση μη ιδιοκστασκευαομένων 

Ιχαλΰ^ινων στοιχείων 

1 κάμψη χάλυβα οπτοπλινθοδομή και 
λιθοδομή 

ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και 
εξε-δρών εργασίας, περιΑαμβανομένης της 
εκμίσθωσης ικριωμάτων και εξεδρών 
εργασίας 

ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών 
κλιβάνων 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς την 

ανέγερση και την αποξήλωσή τους, βλέττε 
71,32 

45250000 


45.3 


Ενκαταστΰσεις 
παροχών σε κτίριο 


45300000 



45.31 

_ 

Καλωδιώσεις και Γΐλεκ- 
Γρολογικές εγκαταστάσεις 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εγκατάσταση σε 
κτίρια και άλλες κατασκευές: ηλεκτρικών 
καλωδιώσεων και εξαρτημάτων συστημάτων 
ττίλετοκοινυοινίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
θέρμανσης οικιακών κεραιών κα 

σηματοληπτών συστημάτων συναγερμού 
πυρκαγιάς συστημάτων αντιδιαρρηκτικού 
συναγερμού ανελκυστήρων και κυλιομένωι 
κλιμάκων αλεξικέραυνων κΑ,η. 

45310000 

Γ 

1 

ι 

1 
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ί « ! 6 (1ΐ· 


Τ! 

ΓΐίοςΙΤ 

Κ£3ταυ*£μ£0 

ΚωόικΰςΟΡν 




τμήμα ( 

Η 

«η 

Περιγραφή 

Ζημαώοεις 

1 

1 

1 

^σνώσας ^ 

( 

1 

1 

1 τάξη αυτή ττΐριΑαμΡάνει: 
ιργασίες θερμομάνωσης, ηχομόνωσιις ή 
τάνωοης κατά των δονήσεων σε κτίρια ή 
ΙΜα κατπσκειτσσηκό έργα 

4 τάξη αυτή δεν ττεριλαμβάνει: 
ττεγανοτίοίηοή, βλέπε 45.22 

45320000 


1 

1 

ΥδραυλΒ-^ές εγκαταστύ- 
□εις 

Η τάξη αυτή ττεριλσμβάνει: εγκατάσταση σε 
κτίρια και άλλες κατασκευές; υδραυλικού 
εξοπλισμού και ειδών υγιεινής 

εγκαταστάσεων τρυοικού αερίου 
εξοπλισμού και αγωγών θέρμανσης, 
εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού και 

συστημάτων καταιονισμαύ (σπρίνκλερ) Η 

τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει; 
εγκατάσταση και ετησκευή ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, ^έττε 45 31 

45330000 

■ 

1 


1 

45,34 

Λοπτές εγκαταστάοεις ττα- 
1 ραχώγ σε κτίρια 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και 
σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων, 

1 αεροδρομίων κοι λιμένων 
εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες 
κατασκευές εξορπιμάτων και μόνιμων 
προσαρτημάτων που δεν κατατάσσονται 
αλλού 

45340000 


Λ8Λ 


ΑτΓΟΤτερότωση κτιρίων 


45400000 


1 

45.41 

ετττχρίσεις κονιαμάτων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές 
εσωτερικών και εξωτερικών 

γυψοκονιαμΰτων ή 

γυψομσρμαροκονιαμάτων (ατόκου), 

περιλαμβανομένων και των λεπτών 
πήχεων που χρησιμοποιούνται ως βάση 
για το κονίαμα 

45410000 


1 


Λετποξυλουρνικίς εργα¬ 
σίες 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
τοττοθέτηση μη ιδιοκατασκευασμένων 
θυρών, τταραθΟρων, πλαισίων για θύρες 
και παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών, 
κλιμακοστασίων, εξοπλισμού 

καταστημάτων και συναφών ειδών, από 
ξύλο ή άλλα υλικά 

εσωτερικά τελειώματα όπως οροφές, 
ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητό 
χωρίοματα κΑ.η. 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει, 
διάστρωση τιαρκέτων και ΰλλων 

ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπι 
45.43 

45420000 

I 


ΝΑΟΕΟ) 
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Τίτλος ΓΓ 

Κσιαοκευίσ 

Κωδικός ΟΡν 

Τμί^ια 

ΰμάβα 

Γ<!ίη 

ΠΕρΚΤΡΟφή 

Εημεκϋοας 


I 

45.43 

1 

Επενδύσεις δσιτέδων 

κω τοίχων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση ή 
τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες 
κατασκευές: 

επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση 
κεραμικών, τσιμεντένιων ή λθολσξευτών 
πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου 
πσρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων 
δαπέδων 

ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων αττό 
λινο-τάπητες, ττεριλαμβανομένων αυτών 
από ελαστικά ή πλαστικές ύλες 
επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων απά 
μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 
χάρηνων ταπετσαριών τοίχου 

1 _ 

45430000 



45.44 

Χρωματισμοί και τοποβέ~ 
τηση υαλοττινάκων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χρωματισμούς κτιρίων 

χρωμαπσμούς έργμμν πολιτικού μηχανικού 

ιοποθέτηοη υαλοπινάκων, καθρεπτών κλ.η. 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: τοποθέτηση 

παραθύρων, βλέπε 45.42 

45440000 


I 

45,45 

Λοτπές εργασίες 

αττσττεράτωσης κτιρίων 

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εγκατάσταση 

ιδιωτικών κολυμβητηρίων 
ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με αμμαρριπή 
και συναφείς δραστηριότητες για ης 
εξωτερικές ετπφάνειες κτιρίων 
λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κπρίων 
και τελειωμάτων π 6 κ.σ. 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
εσωτερικό καθαρισμό κτιρίων και λοιπών 
κατατητευών, βλέπε 74.70 

45450000 


45.5 


ΕκμΙσθωση εζοττΑκιμού 
κατασκευών ή κατεδαφί¬ 
σεων, μαζί με το χειριστή 


45500000 


1 

45.50 

Εκμίσθωση εξοπλισμού 
κατασκευών ή κατεδαφί¬ 
σεων, μαΟ με το χειριστή 

. 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: 
εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς 
χειριστή, βλέπε 71.32 



{') Κανονισμί)ς (ΕΟΚ) αριθ. 303 7/90 του ευμβουλίου, της θης ΟκιωΒρΙου 1990, τη ι^τοτιστική ονο^ιαιοΛογΙα ιων 
οικονομικών δραστπριΟΓή^ων (ϊτην Ευρωιτσΐκή Κοινόταιο (ΕΕ ί 293 της 24.10,1990. Ο. 1)· κανονισμός ήιτίιΐς ιροποττοιήθηκΕ 
σττό τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροττι^ς της 24ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ Ι. 83 της 3.4.1993, σ. 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙίΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕ- 
ΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ 


(. ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 

Οργανισμοί 

Α 

— Αςβηοβ ί6<)έΓ3ΐβ ρουΓ Ι'ΑοουβίΙ (1β3 «ΙβηίδηιΙβμΓδ (ΙΆδΙΙθ — Ρβ(1θΓ33ΐ Α9βηΙβοΚ3ρ νοοΓ ΟρνΒπρ νβη ΑδΙβΙζοβΙϊβΓβ 

— Αββηοβ ί6(16Γ3ΐβ ροϋΓ Ι3 δ6ουΓΐ(6 άΒ Ι3 ΟΙτβΙηο 3ΐίπιβη1βΐΓβ — Ρβί1βΓ33ΐ Αςβηΐΐοίιορ νοοΓ <1β 

\/θΙΙΙοΙί 6)(Ι νοη Βθ 

νοΜίββΙΙιβΙβη 

— Αρβηοβ Ιέ(ίΑίΒ\Β (Ιθ ΟοηΐΓΰΙθ ηυρΙέβίΓβ — ΡβιΐθΓββΙ Αρβη(5οΙΐ3ρ νοοΓ πυοΐ33ΐΓβ ΟοπΙγοΙο 

— Αββηοβ ΐΑ/θΙΙοηηβ έ ΓΕχροΠθΙΙοη 

— Αθβηοθ νβΚοηηο (Ιθβ ΤΔΙδοοΓΠΓπαηίοβΙίοηβ 

— Αθοηοθ ννβΙΙοηηβ ρουΓ ΠηίόρΓΡϋοη (1β3 ΡβΓβοηηβε ήβηϋΐοβρέθβ 

— ΑρυβίΙη 

— ΑίΙίΒΐί53ΓηΜ «ΙβΓ Οβυΐ3οΙΐ8ρΓ3οΜ9βη ΟβιπθίηεοΙιβΛ 

— ΑΓΟίιίνβΒ 9 ΑηέΓ 2 ΐ«δ <1υ Ηογ^υπηβ βΐ ΑιοΙιΙνββ οΐβ (ΈΙβΙ (3308 (θ 5 ΡΓονΙηοββ — ΑΙρβιηβθη ΚΙΙΚδβΓΟΙιίβί βη 

ΠΙΙΚββΓΟίιΙβί Ιη 

όΒ ΡίονΙηοΙβη ΑβΙγΙιΙ 


— Βρπρυθ πΒΐΙΟΓοΙβ όο ΒβΙρίςυβ — Ν3ΐίοπ3ΐβ Β3ηΚ ν3η ΒθΙρίδ 

— ΒβΙρΙδοΙίθϊ ΚυπίΙίιΐίΐΚ- υπΡ ΡθΓΠθθΗζβηίΓυηι <)βΓ Οβυΐ3οΙΐ5ΡΓ3οηίθθη ΟβΓηβΙηβοΗβίί 

— Ββιΐβγιτιοιιΐ 2000 

— ΒΙΟΙίοΙΙιέςυβ Γογβίθ ΑΙΡβΗ ΙβΓ — Κοηίη(((ίί)(θ ΒΚΟΙίοΙΙιββΚ ΑΙΡθγϊ I 

— ΒπίχβΙΙββ'ΡΓΟρΓβΙέ ' Αρβηοθ ΓέςίοπΒΐβ ροκΓ Ι3 ΡΓορΓβΙέ — Νβ1-ΒΓυ55βΙ - Οθννβ3ΐ8ΐί3ΐ<θ Α9θηΐ3θΙΐ3ρ νοΟΓ ΝθΙΙιβίΟ 

— ΒΡίββυ (Ι'ΙηΙθΓνθηΙΙοη β( άΒ ΚβεΙΙΙυΙΙοπ ΡβΙθβ — ΒθΙρΐβοΙι ΙηΐΘΓνβπΙίθ · θπ Ρθ®(ϋυ1ΙθΒυΓθ3υ 

— ΒυΓθ3υ ίήΰέΓβΙ Ου ΡΙθη — ΡβΡβΓ33ΐ Ρΐ3ηΡυΓβθυ 


— 03ΐ83β 3υκί1ί3ίΓθ ι3β ΡβίβΓΠθηΙ ι3θβ ΑΙΙοοβίΙαηβ (3β ΟΙιδηοθβ — ΗυΙρΙοδ νοοΓ ννβΓΚΙοοβΙιβΙΟΒυΙΐΚβΓίηςβη 

— 031836 3υχί(ί3ίΓθ ύ’ΑββιΐΓΒηοβ Μ3(3ςϋ0-1ην3ΐί£ΐϋά — Ηυ1ρΙθ3 νοοΓ ΖίβΚίβ - ΘΠ ΙπνβΙίΡίΐβΐΙβνβΓζβΚβΓίηςθπ 

— 03ΐ38θ (3β 866ου/δ θ( ϋβ ΡΓένογβηοβ 6Π Ρ3νβυΓΡβ5 Μβγϊπβ — ΗιιΙρ - βη νοοΓζοΓρδΙοδ νοοΓ Ζθβν3Γθη<3θη 

— θ3ϊ88β <1θ 3ο1η3 (3β 33η16 £ΐθ Ι3 5οοΙ61έ ΝΒΐίοηβΙθ ϋβ5 ΟΙΐΘπιίηβ Ρβ Ρθγ ΒβΙρβδ — Κ33 Ρ6 γ ρβηββΒΚιτπΡίρβ 
νεπίΟΓΒΐηρ 

ν3η Ρβ ΝεΙίοηβΙε Μ33(3ϋΙΐ3ρρίί ΡβΓ ΒβΙβίεοΐΐθ 3ροθΓΑίβ96η 

— 03ΐ85β ηβΙίΟΓΪβΙβ άΒΒ 03ΐ3Γηίίέ8 — Ν3ΐίθΠ3ΐβ Κ33 νΟΟΓ Κ3ΓΠρβη3είΐ3Ρβ 

— 03ί35β 5ρέοί3ίβ Ρβ ΟθΓΤΐρβη53ΐίοη ροίΐΓ ΑΙΙοΜίίοηε ί^ιπίΙΐΒίβε εη Ρ3νβυΓ Ρβ3 Τ^^ν^^ί)β(^^5 οοουρέβ Ρ3η£ ίββ 
ΕηΐΓβρΓ)3θ3 

Ρθ Β3ΐ6ΐΙθΓίβ — Βΐ)ζοηΡβΓβ νβΓΓθΙ<6ηΚ3£ νοοΓ ΟθζίπΒνβΓςοθΡίηςβη Ιεη Β3ίβ νβη Ρβ ΑίδθΙΡθΓΒ Ρθγ 
ΟηΡεΓηβΓπΙηθβη 

νΟΟΓ Β)Πηβ33θΙΐβ6ρν3Β)1, 

— 031550 βρΑρίβΙθ Ρβ 0θΓΓΐρβη33ΐίθη ροϋΓ ΑΙ|0Ρ3(ί0Π5 ί3ΐηίΙί3ΐθ5 βπ Ρ3νθυΓ Ρβ3 ΤΓ3ν3ίΙΐΒϋΓ5 ΟΟΡαρέΒ ΰ 3 η 5 )β 5 
Ε0ΐΓ6ρΓΐ3β5 

Ρβ ΟΙΐΒΓρβίπβηΙ. Ο6αΙΐ3Γ0βηιβπΙ θ 1 ΜβηυίβηΙίοη Ρθ ΜθΓείΐΒΠΡίββδ Ρβπ® Ιθ8 ΡοΠβ, ΟέΙϊΒΓεΒΡέΓβί, ΕπΙιβρύΙδ β1 
8ΐ3(Ιθη8 

(συνήθως αναφερόμενη ως «03(586 βρόοΐΒΐθ Ρθ Οοηρθη33ΐίοπ ρουε ΑΙΙοαβΙίοπΕ ί3ΓΓίΙί3)Θ£ Ρβ 3 Πέρίοηδ 

ΓΡ3ΡΙΪΓΤ1β5») 
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ΒΙίζοηιίθΓθ νβΓΓθΙ<6πΙθ5 νοοΓ 6 βζίηίνβΓ 0 θβ< 1 Ιη 90 η Ιβη Β3ΐβ ν3η ϋβ ΑΓΐ>βΙ(1βΓ5 ςβϋβζίςΰ ΰοοΓ Ι3£ΐ1π93 - βη 
Ι.055ΐηΒ- 

ίοηΰβηιβπΚηΒβη βη Λοοτ ίΐβ β1υ«3<1οοιβ ίη ()β Ηβνβίιβ, Ι-οβρΙββίββη, 3(3ρβ1ρΐ33ΐ5β(ΐ βη δίβΐίοηβ (συνήθως 
ανοφίράρενη 

ως «0Ι]ζοη<1θΐβ ΟοΓπρβηϊΒΐΙβΙο* νοοΓ ΚίηΡβΓίοβεΙβββη ν3η Ρθ ΖββναβΓίΒβωβεΙθη») 

~ ΟβηΐΓθ ί'ΕΙυΡβ Ρβ ΙΈηβΓρίβ ηϋοΙθθίΓβ — δΙυιϋβοβηΐΓϋΓη νοοτ ΚβΓπβηβΓθΙβ 

— Οβη(Γβ Ρβ ΓββΡβΓοηβε ΒςΓΟηοηιΙήυθϊ άο ΟβηιθΙοσχ 

— ΟβηΙεβ ηοϊρίΙβϋθΓ ίβ Μοηβ 

— ΟβηΐΓβ θοβρΙΙβΙΙθΓ ΰθ ΤουΓΠΡί 

— ΟβηΐΓβ ΚοβρΙίΒΐΙβΓ αηΙνββΙίβίΓβ άβ ϋέαβ 

— ΟβπίΓβ Ιηί0ΓΠΐ3ΐΙ(|ΐ]β ρουΓ !3 ΒέβΙοη <1θ ΒευχβΙΙββ-ΟβρΙΙβΙβ — ΟβηίΓυτη νοοΓ Ιηίοπη3Ηθ3 νοοΓ ΡβΙ Βηΐϊβθΐίβ ΟβωβϊΙ 

-- ΟβηΐΓβ ροβΓ (ΈθβΙΙΙέ Ρββ Οΐ3ηβθ£ β( Ιβ ίυΙΙθ οοηΐΓβ Ιβ ΚβςΙβΓπβ — ΟβηίΓυΓΠ νοοί ΟβΙήΙίΜβίςΙ νβη Κβηδθπ 
βη 

ββρίετηβΐιββΐήί εΙΙηβ 

— ΟβηΐΓβ ΓβοίοπΒΐ ΰ’ΑΜθ βυχ Οοηηηΐϋηθί 

— ΟβηίΓΡιη νσοΓ ΒβνοΙΙ<Ιηο8- βη Θβζΐπββΐυιΐΐβη 

— Οβηϊίυηι νοΟΓ ΐ3πι11)ου»Ι<(ΐη<1Ιβ Οηί1βηοβΙ< (β Οβπί 

— ΟοηιΙΙέ Ρβ ΟοπίΓΰΙβ Ρβ ΙΈΙβοΙιΙεΚΘ βΙ Ρυ Οβζ — ΟοηΙιοΙθοοπιΙΙβ νοοτ ΕΙβΚΙίοίΙβΙΙ βη 635 

— ΟοιπΙΙέ ηβΗοηβΙ βίβ ΓΕηβΓΒΐβ — Ν3ΐΙοη33ΐ Οοιηϋβ νσΟΓ ϋβ ΕηβεθΙβ 

— ΟοηιηιΙββΒΓίβΙ ΒβηέΓβΙ 3μχ ΚβΙβΙΙοηβ ΙηΙβΓηΘϋοηθΙββ 

— ΟοΠΜηΐ553Γί33ΐ-6θΓβΓ33ΐ νοοΓ Ρθ ΒβνοίΡβηπβ νβη ϋβ ΙΙΟιβΓηβΙίΙΚβ Οη1ωΙΙ<Ι(βΙίη9, ϋβ Ξροη βη ϋβ ΟρβηΙυηίιΐΓβΟΓβΒΜβ 

— Οθίππ)ΐ333Γί3ΐ ΒέηΡιβΙ ροιίΓ Ιββ ββίβϋοπβ 1ηΙβΓη3Μοη@ΐ83 ι1β |3 ΟοιηιηυηΒΜΐβ (ΓΒηςβίβθ <1θ ΒβίΒίρυβ 

— Οοηββϋ οβηΐΓβΙ βθ ΓΕίοηοπιΙβ — ΟβπίΓβΙβ β33<1 νοοε (ΐθΐ ΒβϋΓ^ίβΙβνβη 

— ΟοπΒβΙΙ θσοηοΓΠίρυβ βΐ 3οσΐ3ΐ <1β Ιβ Βέρίοη νίΒΐΙοηηβ 

— ΟβπββΙΙ ηβΙΙοηβΙ Ρυ ΤΓβνβίΙ — ΝβΙΙοηβΙβ ΑΓΡβΙΡβΓΡβΡ 

— ΟοηββΠ βυρθΓϊβυΓ άβ Ϊ3 ^υ5θ^β — Ηοΰβ 8330 νοοε ϋβ ^υ5θιιθ 

— ΟσηβθίΙ ΒυρέΓίβιΐΓ 0β5 ΙπΡέρβηίβηΙβ βΙ 0 θϊ ρβΐϋββ β1 ιηο/βηηββ ΕηίΓβρπβθ® — Ηοοβ 8330 νοοΓ 

ΖθΙίίΙβηΡίςβη βη 0β 

ΧΙβΙηβ βπ ηιΙ00θΙβΓθ1β ΟηΛβΓηεηηίηΒβη 

— Οοη5βίΡ ευρβΓίθΐΐΓ 063 ΟΙβββθβ πο^βηηββ 

— 0αορβΓ3«οη (βοίιηίςυβ ΒβΙββ — ΒβΙοίβοΡβ ιβοΡηίβςηβ ΟοΰρβΓΒθβ 


Ο 

— ΟίβηβΙβΙΙβ 0βΓ Οβιι(3οηρΓ3θ»ιίΒβη ββιηβΙηϊεΡΒίΙ ίθε ΡβΓΕοηβη ηιΙΙ βίηβΓ ΒβίιίηΡβΓυηθ 

— Οίβηϊΐ νΟΟΓ 06 δθηβθρ¥33Γΐ 

— ΟΙβηεί νσοΓ 1η(Γ35(ηΐ6ΐιΐίΐΓνϊβι1(βη νβη ίιβΐ 9θ3υΙ>3ί0ίΒβΓ0 Οηΰβηητί]® 

— Οοιηυε Ρΐ3η0Γΐ3 

ε 

~ ΕηΐΓβρΓΐ 3 θ ρυΡΓιςυβ 0β5 ΤεοΡιηοΙορΙββ ηουνβΙΙββ 0β ΓΙπίοπη3ΐίοπ β( Ρβ Ιβ ΟοιΠΓπυιιίοΒίίοη ϋβ |3 Οοιτ)Γηυπ3υΙβ 

— ΕχρΟΓΐ νΐ33η0βΓβπ 
Ρ 

— ΡϊπβηοΐβΓίηρίίοηΡ» νοοΓ δεΡίΜίΡΡίΡουνν βη ΕβηηΐΒΐίρ© ΙηνβεΙβΓΪηΒβυϊΙρβνβη 

— Ρΐπ3ηΰΐβΓΪη93ϊη3(ΓυΓηθηΙ νοοΓ 0β νΐ33Γη30 νΐ3ββΓϋ- εη ΑηυΙευΙΐυυΓδβεΐΟΓ 

— Ροη08 Ρ'ΟζοηΡθΓβ 0 βυ 90 Ρίί 3 ΐ 3 η 0 

— Ρθη05 εΟΓΠίΤίεΠΒΙΐΟίΓβ 0β 63Γ3Π(ίβ 0θϊ ΒίΙίΠΙΘηΙδ 80θ|3ίΓβ3 

— Ροη05 εβΙϋΓβΙε Ιη(Γ33(ΓυεΙιιυΓ 

— Ροπ05 0β Ρ3ΓΐίείΡ3(ίεη 

— Ροη05 08 νίβΐΙΙΪ53βΠϊβηΙ — Ζϋνβ:ϊοη03 

— Ροη03 0'Αί0β πιβ0ίε3ΐβ βΓΒβηίβ — ΡοηΡ* νοΟΓ 0Γίη9βη0@ ΒβηεββΧιιηΰίθβ Ηυΐρ 

— Ροη05 08 ΟοηϊΙτυεβοη 0'!η®(ί1υ1ίοη5 ΡοίρίΙεΙίθηβε β( πιβ0ίεο-3ηα3ΐβ3 ρβ !□ ΟοηιπιυηΒυΙβίΓβηςείεβ 
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— Ρθη<ΐ5 ΰβ ΡβηβΙοΓ ρουΓ (Ββ ΡβΠϊίοηβ ίθ ΚθΙΤΒίΙβ (Ιυ ΡθΓίοηηβΙ ίΐΒίρίΒίΓβ Ρβ ΒβΙρΒοοιπ — ΡβπβίύΒπΓαηιΙϊ 

νΟΟΓ Ίβ 

βυίΐρβηβίοβηβη νΒΠ ΙίθΙ εΙβΙιιΟΙγ ΡβΓΒοηββΙ νΒη ΒβΙβΒΡΟΓΠ 

— ΡοηΰΒ ι1β8 ΑεοΜβπΙβ <1υι ΤΓΒνΒΐΙ — ΡοΓκΙβ νοοΓ ΑίΡβΙίΐΒοηρθνΒΚβη 


— Ροηιΐϊ Ρβ3 Μ8(3<1<Β3 ρΓΟίβββΙοηηβΙΐΒβ — ΡοηΡδ ϊοογ ββΓοβρΒΖΙβΚίβη 

_ ΡοηΡί < 1 Ίη< 1 β™ΐ 53 «οη ()ββ ΤίΒνΒΗΙευιβ Ηεβηοίΐί βη 035 (1β ΡβΓΠίβωΓθ ΒΈρΙ^ρΓίεβΒ — Ροη<ΐ8 Ιοί 
νβΓ£|Οβ<1ίΠ9 

ίη 9 βν 3 ΐ νβη 5Ιυ1Ηι%9 νβη ΟηοΙθΓηθηιίΩοθΠ οηΙδίΒββη ννβΓΚηόΓΠβΓδ 

— ΡοηΡδ ιΐϋ Ι-ορβηηβηΙ <(β8 ΡβοιΚΙββ ηοιηΡΓβιΐϊβϊ Ρβ ΙΒ ΚέςΙοη Ρθ ΒΓίΐχ0ΐΙβ&-θ3ρίΐ3ΐβ — ννοηΙηρίοπΡβ «η 
Οβζίηηβη νΒΠ 1ιβ< ΒηιββθΙβε ΡοοΜΒίθΡβΙΙίΚ ΟβνίΒΒΐ 

_ ΡοηΡκ Ρρ ί,οββρίθηΐ Ρβ3 ΡβικΙΜβ® ποπιΡΓβΡΒβΡ Ρβ «ΗΒΟΡίβ 

— ΡοηΡϊ ΡΙ1Π11η νίββηΡβΓβη 

— ΡοηΡ 5 ηΒ«οη 3 ( Ρβ θ 3 Γ 3 ηΜβ Ρββ ΒβΒηιβηΚ ίβοΙβίΓββ - ΝρΙίοηίβΙ ννβΓ&ΟΓρίοηΡβ νοοτ δρΒοοΙβθΒοβννβη 

— ΡοηΡβ η 3 «οη 3 ΐ Ρβ ββΓβηΙΐΒ ρουί Ιβ ΚΡρ3Γ3(Ιοη Ρβί ΟΒςίϊβ ΡρρΙΠβΓβ - Ν3ΐ1οη3Βΐ «ββΓΡοΓςίοηΡί ΙπϊβΒβ 
ΚοΙβηοιί]- 

ηβηκ*ΐ3Ρβ 

— ΡοηΡβ ρΐβοΐοοίβ Ρβ ν^βΐΐοηΐβ 

— ΡοηΡβ ροΡΓ Ιβ Ρίηβηοβιηθηΐ Ρββ ΡΓβίβ Α Ρββ ΕΟΙ® έΐΓθΟςβιβ - ΡοηΡβ νοο<· ΡίηβηρΙβπηβ νβη Ρβ 

330 

5ΐ3ϊθη 

— Ροθϊΐ 5 ρουΓ 13 Κ^ίΤΐυη 6 Γ 3 ΐ 1 οη <3θβ Μοα^εβδ — Ροηάδ νοοι" βί:ίΐθβρ^οη9βΠ3 

— ΡαηΡ® ΓΡρίοηΒΐ Ρη^xβ1Iοι* Ρβ ΚβΓιηΒηοθΓηβηΙ Ρββ ΤΓήβΟΓβτίββ οοΓηοηοηβΙββ — ΒΓΡβββΙβ αθν/ββΙβΙ1|Κ 
ΗβιΙΙηΒηοΙβΡηοβ- 

(οηΡβ νΒπ Ρβ 3βπΐθβη1β!()1ιβ τρββΒΟΓίββη 

— ΡοηΡβ χοοϊ ηβπΚθΓβπΡ θοοηοιτιίβοΡ ΒβίβίΡ 

— ΡοηΡϊ ϊΑΟΐΙοη ,ΡΆνΒηοββ ρου<· Ιβ ΚΡρβΓβΡοη Ρββ □ΟΓΠΐηβΒββ ρΓΟνοςυΑβ Ρ3Γ Ρθβ Ρΰιηρ3368 β^ Ρββ 
ΡΓΐβθδ 

$Οϋ(βΓΓ3ΐΠ3 


α 

— θ3Γ3ηΰθ^η<ΐ3 ύ&τ Οθυί3οίΐδρΓ3θΜ9βη ΟβιπθΙηδεΓΊΒίΙ ίϋΓ δϋΙιυΙΙΐΗυίεη 

— Οίίηόίοηΰδ 

Η 

— Η©φΐ33ΐ5)Π9ίοηίί8 

— ΗβΙ ΟβΓΠθ©η5ςίΐ3ΡδθηϋβΓΥΛΐ3 

— Ηυΐρίοπΰβ Ιοί ίΙπΗποΙβ&Ι Η6Γ5 ϊβ 1 νβη ΟΒΓΠββηΙθπ 


— ΙΠΒΐϊΙυΙ Οβίςβ ΝοίΤΐΐ3ΐίδ3ΐιοη — Βθίο'δοίι ΙΠ3ϋΙϋυί νοοΓ ΝοτΓΠθΙίΒΒϊΐθ 

— ΙπδΙίΙυΐ Ροΐρβ ιίθ® δεΓΥΐΟβδ ροδίΒΟΧ βϊ (ί63 ΤέΙέοοΓοηιυηϊςβΙΐοπδ — ΒβΙθΐδΟ^ι ΙΠΒίϊϊυυΙ νοΟΓ ΡοδΙεΙΐβηδΙβπ ΘΠ 

ΤβΙβΟΟΓΠ- 

ίπυηιοΒίΐθ 

— ΙηβΙΐΙυΙ ΡτυχβΠοΐδ ίΓ 3 ηοσρίιοηβ ρουΓ Ι 3 ΡοΓΠιβίΙοη ρΓοίΒδδίοηπβΙΙβ 

— ΙηθΙϊΙυΙ ΙϊΓυχβΙΙοϊβ ρουτ ί3 Οβ^Ιΐοη ίΐβ ΓΕπνϊΓοηηΒΓΠθηΙ — ΒΓυκΞβΙβ ΙηεΰΙυυί υοογ ΜίΙΐθυΡβίΐθβΓ 

— Ιηδίΐίυΐ ΟΆέΓοηοίπίβ — Ιηβΐηυυϊ νοοΓ ίΐυίηιΐθ - θβΓοποΓΠΐβ 

— ΙΠΒΐίΙυΙ ίΐθ ΡθΓΓΠ3ίϊοη ρθΓΓΠΒηθηί© ροι»Γ 1β5 θ355β5 ΓπανβπηΒδ βΐ ί63 ροΐίΐβκ θ! πιΟΐ^θηηοΒ ΕηϊΓήρΓίδβϊ 
_ Ιηδίΐΐυΐ ΟοΓορίθδ ΠΒΐϊοηΒΐίχ ΙπδΓιΐυυΙ νοοΓ ΰο π3ΐίοπ3ΐβ ΡεΚβπίπρβΠ 

_Ιηδίίΐϋΐ ΟΈχρΒΓϊΙδ© νόΙόππδίΓβ — ΙπδίΠυυΙ νοοΓ νβ1βΓΐη3ΪΓ3 Κβυηηο 

— ΙηδΙίίυΙ ύ\) ΡδΙηΓηοϊΠθ "«δΗοη 

— 1π3ΐί1υ1 ίϋΓ Αυδ-υοΰ ννβίίθηϊίΐΰυπθ ΐηη Μΐΐΐθίδίδηίΐ υπίΐ ϊη ΚΙθϊπβη υηί3 Γη1«ΐ6Γ6Λ υηΐΒΓηβϊΐΓπθΠ 

— ΙηβΙίΙυΙ 96θ9Γ3ρίΐ)ηυβ η3ΐ)οη3ΐβ — Ν3ΐίοη33ΐ θΒορΓδΠδΟϊΊ ΙπδΠΙυυί 
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— Ιη 3 ΐΙ)υΙΙοπ ροϋΓ 1θ ΟήνβΙορρβΓηβηΙ ΰθ 13 β3Ζ«ηΐ!3ΐίοη 5θυίβΓΓ3ΐηθ — (ηδΙβΗιηρ νοοΓ (1β 
Οη(«)Κ((βϋη8 

-οη<1βί8ίοπι)30 νβΐΉβίβίηρ- 

— ΙηβϋΙυΙΙοη Γ 0 >τ 8 ΐβ ίΐβ ΜβίΒίηβ — ΚοηίηΚΙΙίΙιβ ΟβδΒοΟί ν3Γι Μβδβη 

— (ηβίΚυΜοη* υη<ν6Γ8ΐ13ΐΓθ5 <1β (ΙίΟΐΙ ρυ&ΙΙο Γβίθνβηΐ £|6 Ιβ ΟοιΠΓηυηΒυΐέ η3ΓηΒπ(1β — ΙΙηίνβΓΒΐΐΒΐίβ 

ΙηϊΙβΙϋΠΒβη . , , , 

ρυΙιϋβΚ ΓβοίιΙ ΒίΒπρβηάβ νβη (1β νΐΟΒίηββ ΟθΓηββηεοίιβρ (Πανετηστημιακά ιδρύματα Οημοοίαυ δικαίου 

υτταγύμενα 

Φλαμανίική Κοινότητα) 


— ΙπδΙϋυΙίοηβ οηΙνβΓ3Η3ΐΓβ3 όβ ότοΙΙ ρυόΐίο τβίβνηπΐ όβ Ι3 ΟοπίΓηυηβυΙό )Γ3η(3ΐ8θ — υηΙνβτβΚβΙτβ 

ίπδΙβΙΓίπρβπ , , , 

ρυόϋβΚ ΓθΟίιΙ 3ητ3η9βη(1β ναη όθ Ρί3Π*β ΕβπιββύϊοίΐΒρ (Πανεπιστημιακό ιόρυμαια Βημόοιου βικαίου 
υττανόμενα 

Γαλλόφωνη Κοινότητα) 

— Ιηίΐΐΐυΐ πθΚοηΒί ό'ΑδίυτΒηοβ ΜβΙβόίβ-ΙηνΒΝίϊίΙό — Ρϋ]Ι(ίίη3(ΙΙμυ( νοοτ ΖΙβΙιΙβ - βη ΙηνΒΐίόΚβίΚνβιζθΙΐθΓΐπΒ 

— ΙπίΒΙυΙ ηβΙίοηβί ό’ΑίδύΓΟΠΟθβ βοοΙβΙθβ ρομτ ΤΓΒνοϋΙβυτδ ίηΟήροπόβηΙδ — ΡΙΙΚβΙηβΙίίμυΙ νοοτ όβ βοοίρΙθ 
νβτζβΚοΓίηςβη 

όβτ ΖβΙΓρΙβπόΙβθπ 

~ ΙΠϊΙΙΙυΙ ιτβΐίοηβΐ όβ® ΙηόμβΙτίβδ βκΙτβοΙίνβί ~ ΝρΙΙοηααΙ ΙηϊΡΙυυΙ νοοτ όβ ΕχίΓβοΙίβόβόπίνβη 

— ΙπϊΙΚυΙ ιΐ 3 (ίοπ 3 ΐ όβ Κβοίιβτοηβ βογ Ιβ8 ΟοηόίΙίοηί όβ ΤτΒναίΙ — ΝΒίΙοη33ΐ ΟηόβτζοβΚϊίηβΙίίυυΙ νοοτ 
ΑτόβΙΡίοπτ- 

εΐΒΠόΙθΙιβόβπ 

_ ΙΠΕίΚυΤ Π3Ι10Γ3Ι Ρβ® Ιιτν 3 ΐΙόβ 8 Ρβ βυβττβ, βηοΐβη® Οοπι63(ί3ηΐ8 β1 νΐοίίτηβ® Ρθ βυθΓΤβ — ΝαΡοηβαΙ 

ΙηβΙΚυυΙ 

ΟθΡθ£|3)ην3ϋΡβΠ, 0αΡ8ΐπ)ΡΕΓ3 βΠ ΟΰΡθθί8ί3θ)ΐΙθΚβΓ5 

— ΙίΓΡίίΙυί Π3(ίοη3ΐ Ρβ* ΚΒΡΙοόΙόιπβηΙβ — Ν3(ίοη33ΐ ΙηΒΐίΙυυΙ νοοτ ΗβΡΙο-ΕΙθπίθηΙβη 

— Ιπ8(ίίυ1 π 3 (Ιοη 3 ΐ ροατ ί3 0Γ(ΓπΙη3ΐί8ίίςυβ θΐ 13 ΟτίιηΙποΙοβίε — Ν3£Ιοη33( ΙηβΗΙυυΙ νοοτ βΓίιτιίπβϋβΙΙβΐ! βη 
ΟΓΐιτυαο- 

ΙοςΙβ 

— ΙηίΙίΙυΙ ρομτ ΓΑτηόΚοτβΡοη Ρβ* ΟοηΡίΙΙοηβ Ρθ ΤτβνβΙΙ — ίπδΙΙίυμί νοοτ νβτΡβΙβτίηο νβη Ρβ ΑτΡβΙΡϊνοοΓνίββΓΡβη 

— ίηβΚΙυΙ τονβΙ ΡβΙςβ Ρβ® δοΙβηοβΒ ΓτβΙϋτβΙΙβΒ — ΚοηΙηΚϋίΐ! ΒβΙθΙβοίι ίπβίΐΐυύΐ νοοτ ΝΒΐυυτνιθΙβηϊοηθρρβη 

— Ιπ8ϋ(μ1 ίογβΙ Ρυ ΡβΙτίητοίηβ ουίΙυτβΙ — ΚοηίηΚΙίίΙι ΙηίΗΙμυΙ νοοτ ίιοί ΚμηΒίρβΙτ/ίποπίυητ 

— ΙηβΗίμί Γο/31 αιόΙόοΓοΙοθίιΐμθ Ρβ ΒβΙρίηϋβ — ΚοηίηΚΙίίΚ ιπβΙθΟΓΟίορίΒοίι ΙηβΙΙΙυυΙ ν3π ΒθΙβΙβ 

— ΙηβΙΚμΙ ΒΕίθΓΐΙιίίςυβ Ρβ δβτνίοβ ρμΡΙίι: βη Βέρίοη ν/3ΐΙοπηβ 

— ΙηβϋΙυΙ ίοίβηίΐίΐηυβ Ρβ Ι 3 ΒβηΙό ρυΡΜημβ — Εουΐί Ρ33ΐβυτ — ννβίβηβοίιορρβΙιίΚ ΙπρϋΙυυΙ νοΙΐ!3θθΖοηΡ)ιβίΡ 

_ Ιουίβ 

Ρββΐβμτ 

— ΙηβΙΚυοΙ νοοτ Ρβ ΑβπητοβΡίΒΐπρ νίπ Ιηηονβϋβ Ροογ ννβΙβηίοΡβρ βη ΤβοΙτποΙοθίο ίη νίΒβηΡβτβη 


— ίηδίΐΐυυί νοοτ ΒΟϊΡοανν βη ννΠΡΙϊβίιββΓ 


— Ιηβΐίιμμί νοοτ ηβΐ βΓοηβοΙοθίίοΡ ΡΒΐιίΓηοηιυιπ 

_ ΙηνβδΙθΤίηρίΡίβηίΙ νοοτ Ρβ νίβρηηββ Βυΐοηοιπβ ΗορβηοΡοΙβη 

— Ιηνθ5(6πη08(οηΡ5 νοοτ βτοηΡ- θη ΙΛ/οοηΡβΙβίΡ νοοτ νΐ33ηΐ3-ΒΓ3ΐΐ3η( 




— ϋβτΡίη Ροοπίημβ οβΡοηβΙ Ρβ ΒβΙρίςυβ — ΝβΙίοηβΙβ ΡίΒηΙβηίμίπ νβη Ββίςίβ 


Κ 


— ΚίπΡ βη βθκίη 

— ΚοηίηΙίΐυΐι Μυεβυηι νοοτ βοίτοηβ Κοηβίβη Ιβ Αηηνβτρβπ 


ί 


— ίοίβτίβ ηβΤίοηαΙβ — ΝβΙίοηβΙβ Εοΐβτίί 


Μ 

— ΜότηθΓί 3 ΐ ηβΙίοηβΙ Ρυ ΡοΡ Ρβ ΒτββπΡοηΙί — Ν3(ϊοπ33ΐ ββΡβηΚΙβΙιβη νβη 1ιβ1 Ροτί νβη θΓββηΡοηΚ 

— - Μυβόβ Γ 0 ¥ 3 ( Ρβ ΙΆίτΙρυβ οβηΐτβΐβ — ΚαηίηΚΙίίΚ Μυδθοιη νοοτ ΜίΡΡοη-ΑίτίΚβ 

— Μυϊόβδ ίογβυχ ΡΆτΙ βί Ρ'ΗίδΙοίτβ — ΚοηΐηΚΙηΙίβ Μαββθ νοοτ ΚυπίΙ βη ββεςΙιίβΡβπίβ 

— Μυβέοβ ΓογθύΧ Ρβ® Βββυχ-Ατίδ Ρβ ΒβΙςίηυβ — ΚοηίηΜίίΚβ Μοεββ νοοτ βοΡοηβ Κιιπ3ίβη νβη ΒβΙβίό 
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ο 


— Οί>$θίν8ΪοΐΓθ Γον3ΐ ΰθ — Κύη{η)<ϋ]Κβ 3(9σβπνν30^Ι νβη Θβΐ9·^ 

— ΟίίΙοβ ΰθηΐΓ3) (ΙΆϋΙίοη 3θθΐ3ΐθ θ( ουΙϊυΓθΙΙβ Μιηΐ8(έ)Γθ Ιβ Οέίβπ&β — ΟθπΙγβΙβ 01θη5( νοοΓ δοοΐαΐβ βη 
ουΠυΓοΙβ 

ΑΰΙΙθ νβπ ΗβΙ Μ^η^5ιβΓ1^ Υ8η [^βΓβΠδΙθ 

—■ <ΜΙΰθ ςοηΊηΐυη3υ<8ΐΓθ θ( Γέ^ΙοπΒΐ (16 Ι3 ΡΟΓΠίΒΐΙοη ρΓθίθ39ΐοπηβΙΙθ θΐ ϊϊβ ΙΈιπρΙοΙ 


— ΟίΑοβ ιίο ΟοηϊΓδΙβ ΑββιΐΓβηοβΕ ΟοηίΓΟίβϋίβπβΙ νοοΓ ά& ν©τζ0ΐ<θππ9»η 

— ΟίΠς© ΰθ ΟοηϊΓύΙθ (:Ι«» ΜυϊυβΙίΙόβ βϊ ΐ1β5 ΙΙπίοηβ πΒΐΐοπδΙβδ <ί6 Μυΐυβίίΐό» — ΟοηίΓοίβίίΐθηδΙ νοοτ ΰβ 
ΖίβΚβπίοηά&βη 

βη οΐβ ΐ3πϋ«Ροη<1θη ΥΑΠ ΖίβΚβηίοπ(^$βπ 

— 0^ο« ^618 Ναΐ8β8πθ9 0( άβ ΓΕπίβηοβ 

— ΟίΠοβ ίΐβ ΡίοιηοΙίοη <1\ι ΤουίΙδίΠβ 

— ΟίΓιαβ (1β 54ςυη16 50ϋβΙθ Ρ'ΟυΐΓθ-ΜβΓ ^ αίβηβΙ νοοΓ ϋβ ονβΓζββ^β δΟοίδΙβ ΖβΚβΓίιβΐϋ 

— Ο^οβ ΐοΓ {ο<θΐ9π ΙηνβδΙοΓβ )η ννβϋοηΐβ 

— ΟΐΠοβ η9(ΐοη0ΐ ϋ'ΑίΙοοβΙΙοπβ ίβιΐπίΐϊβίθδ ρομγ ΤΓΒν^ίίίβιΐΓί δβΙαπά» — Ρ1ΐ)1(5£ΐϊβη3ί νοοτ Κ1ηί1θΓΐ))ί3ΐ39 ναοΓ ΙΛ/βΓΚη^ίΤίβΓδ 

— ΟίΓιοβ ηβίϊοπβΙ ^6 ΙΈΓηρΙοΐ — ίϊί]Ι;5θϋθΠ8ΐ νοοτ ΑΓΡβI^15νοο^ζ^θΓ>^η9 

—■ ΟΙΠοβ πηΚοηβΙ ίΐβ 34ουΓΐίή δοοίβΐ^ — ΡϊίΚβϊίΐΒΠΒΐ νοοΓ 90ΰΐ3ΐθ ΖβΙίβΓϊΐ0ΐ<1 

— ΟίΓιοβ πΒϊίοπαΙ ΰθ βοςίβΙβ άρφ Α(ΐΓηίηΐ5ίΓ3ΐϊοη9 ρΓονΐηοΐΒΐβ® 6ϊ Ιοοβίββ — ΡΐίΚβίίΐβηδΙ νοοΓ δοοΐθΐβ 

Ζβ4($Γ[ΐ&ΐοΙ 

νβη ΰβ ρίονΙηοΐ3ΐβ βη ρΐ33ΐ»βΙΙ]Κβ ΟνβΓήβΙ^ΙδΐΙίβηδΙβπ 

— ΟΐΤΐοβ ηβΐΐαηδ] ίΐββ Ρβηδίοη® — ΚίΙΚβιΙΐβηβΙ νοοΓ Ρβπβΐοβπβη 

— ΟίΠοβ ηβΙίοηβΙ ϋΐββ νίαβηεββ &ηηυβΙΙθ8 ^ Κΐ]Κδ(1Ιβη&ΐ νοοΓ ίβΒΓίίΐΚδβ νβίοηίίβ 

— ΟίΠοβ ηθΙΙοηβΙ (ίυ ΟϋΟΓοίΓβ — ΝβϋοπβΙθ ΟβΙοΓβίΙβΓθςΙΐθηδί 

— Οίίϊοβ Γ69ϊοηθ) ΙϊΓϋχβΙΙοϊδ ΐΐβ ΓΕΓηρΙοί — Βιυδ^βΙδβ 9β»β3ΐ0ΓιϊΚβ Οΐβηδΐ νοοΓ ΑηΜϊΐί8ΐ3θΓτ>ϊϋΰβΙίη9 

— Οίίϊοβ Γέ9ΐοη3ΐ <ί« ΡΓΟΓΠΟΐίοη Ρβ ΓΑ9ΓίουΙΙιΐΓβ βϊ<ίβ ΓΗοΓίΙουΙΙυΓβ 

— ΟίίΙςβ Γ49ΪΟΠ01 ροιτΓ Ιβ ΡίηβηοβΓπβπΕ (]68 ΙπΥθδΐίδδβΓηβηΐΒ οοΓηΓηυηβυχ 

— ΟίίΙοβ νν3ΪΙοη ΐΐβ Ιβ ΡθΓΓΠ3ίΙοη ρΓοίβδδΙοηηβυβ βί ΙΈιηρΙοΙ 

— Ορβπ53βΓ ρ8νοίιΐ3ίΓΐδοΗ ΖΙβΚβπΛϋίδ-Οβθ) 

— Ορ6ηΙ)β3Γρ5νΰΗΐ3ΕΓΐ8θΝ ΖΙβΚβηήυΙδ-ΡβΚβηι 

— 0ρβΠΐ>3Γβ ΑΓν3ΐ$(θίί0ηΓηΒ3ί8θ)ΐ3ρρίί νοοί ^βί νΐΒ3Γη8 ΟβΜΥδΒΐ 

— ΟΓΟίιβδίΓθ η&ΐίοη3ΐ (Ιβ Βθΐ9ΐςυ© — ΝβΐΙοη33ΐ ΟΓΚββί νβη ΒθΙθΐβ 

— Οτ93ηΐ8Γηβ πθΐϊοηβΐ άββ 06θίΊθ1β τδίΐϊοβοΐϊίδ βί ςίβδ Μ3ΐίβΓ0$ ίϊ$5ΐΙβ5 — ΝβΕΙΰπβΙβ ΙηβΙβΙΙΙπα νοοΓ Γβϋίοβοΐΐθί ΑίνθΙ 
βη 

3ρΙ||{8(οίίβπ 


Ρ 

— Ρ3(3Ϊ8 (ϊ€3 Βββυχ-Αιΐδ ΡβΙβΙβ νοοΓδοίιοπβ Κυη3ΐβη 

— ΡβΛΙοΙρβΙίβίηββίδοίίθρρΙΐ νίββηΐΙθΓβπ 

— ΡοοΙ ΰβ® Μβίΐηδ ίΐβ \α ΜβΠηβ Γηβτοίιβπϋβ — ΡοοΙ νβη Ρβ Ζββϋβίΐβπ ϋθΓ ΚοοργββΓϋί) 

Ρ 

— β3ΰΐοβ(ΤέΙένΐ3ΐοηΙ)θΐ9β<ίβΐ3θοπιτηυη^ 

— Ρέ^ίβ <1β5 Β&ΙΐΓπβηΙβ — Ρβ 9 ίβ άβπ ΟβΡουννβη 

— ΡβρΓΟΡυοΙϊβίοηίΙδ νβοΓ <1 θ νίββΓΠββ Μυ&ββ 

“ ίί'ΐηοβπΐΐΐβ Εΐ ϋ·Α|<3β ΓπέϋΙοΒίβ υΓ9βη[β ύβ (3 Ρ^θ'ιοπ ΰβ ΒΓυχβί1βΕ-03ρΐΐ3ΐβ — ΒΓΜϊδβΙδβ ϊιοϋίϋδΙβίίβΙίιΚ 

5 ϋννββί βη ΰΐΓίποβηίΙβ Γπβΐΐίδοίιβ ΗυΙρ 

~ ί1·Ιηνθ5ίΐ55βΓηβπ( ρουπ Ιβδ ρβγδ βη ΰένθΙορρβΓπβηΐ — Ββΐ9Ϊ5θίιβ Ιηγβ5(εΓΐπ9δίη33Ε5ε)ΐ3ρρί] νοοΓ 

Κ6ΐΙη95ΐ3ηΡβη 

— 5οαΙ6Εέ ίίΆ583ΐηΐ53€ηΊ&η( βΐ ζΐβ Ρέηονβΐίοη ζΙβδ 5 ίί &5 ιηΡυβίΓίβίδ ζΐ 3 π 5 ΓΟυβδί Ου ΒΓβΡ^ηΙ ννθΙΙοη 

— ΞοαέΙέ ύβ ΟβΓβηϋθ Γέ9ΐοπ3ΐ6 

— 5001331 βοοηοΓπίδοΚβ ΡβθΟ νοοΓ νίββηΰθΓβη 

δοοϊέΐό Ου ίθ 9 βιηβηί Οβ Ια Κ 69 ΙΟΠ ΡΓυχβϋοΐδβ βΐ δοοίβΐ^β 39 γ 66@8 — ΒΓυβθβίδβ ΟβννβεΙβΙϊιΚε 

Ηυ<8νβ8([η98πΐ33ΐ$(::Κ3ρρΙ] ‘ 

βη €ίΙ<βπθ 6 ηΊβ 3 ΐ 3 θίΐ 3 ρρΙ) 6 η 
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— δοοίάΐέ ρυΜΙςυβ Ρ'ΑΙίΙβ έ Ιβ Ου3ΐΙ16 άθ ΓΕηνίΓοηηβιη©ηΙ 

— δοοίέΐέ ρυΡΙΙςϋβ (ΤΑΰητιΙηΙβίιβΜοη ( 1 β 3 Β&ΒπιβηΙβ ΒοοΙ^ΐΓβ® ί>Γΐυ<θΙΙοί 8 

— 5(κ;1ί16 ρυΙ)Ιί(]υθ ( 1 ’Αί 1 ιτ 5 ΐηΙβΐΓ 3 ΐίοη ιίβ 3 Β31|[ηβηΐ5 βοοΙβίΓββ ιΐυ ΒγβΙμπΙ « 3 ΐ 1 οη 

— δοοίήΐή ρυΡΙίςαβ ϋΆ()ηιΐη(βΐΓ3ΐΙοη (1β3 Βθΐίίρβηΐϊ 8 οο( 3 ίΓβ 3 όυ Η 3 ΐη 3 υΙ 

— δοείήίί ρυΡΙΙήΐίβ ϋΆ<1πιΙπΐ3ΐΓ3«0Ρ (168 Β9(1ίηβηί8 5 θθΐ 3 ΐ(Β 5 (1β Ν 3 ίτιυΓ 

— 3θ6ί6(ή ριι51ίςυβ ϋ'ΑιΙηιΙηΐρίΓβΙΙσπ (Ιβί ΒδΗηΐΕπΐ 3 βεοΙβίΓββ ιΐβ ΙΙδββ 

— βοοίδΙό ρυΡΙΙςυβ (ΙΆύπιΙπΙβίΓΡίΙοη ΰββ Βδϋιηβηίβ 8 θοΐ 3 ΐΓ 68 Ρυ Ι.υ)(θ(πΙ)ουΓ 0 

— 5οα(4(δ ρυΡΙΙςυβ ιΐβ βββΙΙρη (Ιβ Ι’Εβυ 

— δθ(^61δ » 3 ΐΙοηπβ £ΐυ (.οβθίΓθΠΐ βΐ ϊοεΙδίΡβ 30(6668 

— ΒοΙϊΜ 

— δοΒΡαι 

— δοϋρα 

τ 

— ΤίιέδΙτβ ηβΙΙοπθΙ 

— ΤΙι661γε ΓογαΙ όβ Ι3 ΜοπΓοίβ — Οβ ΚοηΙπΙίΐυΐίθ Μυηΐ 5 οίιουνΐίΡυΓ 9 

— ΤίϊθΗβπιβ νΐ33η<1θΐ6η 

— ΤυηηβΙ ί,ίβίΚθηΕΐΊοθΚ 

υ 

— υηίνβΓ 3 (ΐ 3 ΐΓ ΖΙβΚθηΙιυίΗ Οβη( 

V 

— νΐ33ίΤ18 ΟθΙΤ1Γη1β33ΐΐ33ΐ νΟΟΓ (Ιθ ΜθίΙίΒ 

— νΐ 33 Πΐ 3 θ ΟίθΠϊΙ νοΟΓ ΑΛ>βί(ΐ 3 ΐ)βππί<ίΡβ 1 Ιης βη ΒθΓθθρ 8 ορΙθί()(η 9 

— νΐ33ίΏ8 Ε93Νδ3ίίβ Ββπΐθ ΡθηΡ3 

— νΐ 33 ΐπ 3 β ΗορββοΙιοΙβποβιΙ 

— νίΒΒΓΠΒΒ Ηυί3νθ5ΐ(η95Γη93(8ΡΡ3ρρί( ΘΠ βΓΚβηΡβ Γη33(3είΐ3ρρί|βη 

— νΐ 33 Γη 5 β ΙηβΙεΙΙιΠΒ νοΟΓ 1βοΙιποΙθ{ιί3ε*ι ΟηΡβΓζοβΚ 

— νΐ33(η5θ ΙπΙβίυηίνθΓίίΙαίΓθ Κα3ΐ1 

— νΐ33Π13θ ί3ηΡΓΓΙ33ΐ3εΡ3ρρίί 

— ν! 33 ΓΤ( 8 β ΜίΙΙβ(*ιοωϊη 9 

— νΐ33ίΤ13β ΜΙΙίβυΓη33ί30ίΐ3ρρί/ 

— νΐ3βΓΠ3β ΟηΡ6Γν«ΪΒΓ33Ρ 

— νΐ33(Ι15β 0ρβΓ3 

— νΐ33Π136 ΚΒΡΙΟ - 6Π ΤβΙβνΙίίβΟΓΠΓΟΟΡ 

— νΐ 33 Πΐ 5 θ ΚβθυΙθπη 95 ίη 5 ΐ 3 ηΙίθ ναοΓ Ρβ Ε1βΙι1(ίοίΙβ11 — βη ΟββγπβγΚΙ 

— νΐ33ΐη$β 3(ίοΡ1ίΠ0 νοοΓ νεΓΐ<βθΠ3ΐίυηί1β 

— νΐ33Γη5 ΡοηΡί νοοι όβ 1^8ΐβηΡβ)9)(ΐ9 

— νΐ33ηΐ6 ΡοηΡβ νοΟΓ Ρβ Ι,βΙΙβΓβη 

— νΐ33πη5 ΡοηΡ3 νοοΓ Ρβ εοοί3ΐβ Ιη1β9Γ3ίίβ ν3η ΡβΓΕΟΠθΠ ιηβί ββπ Η3πΡί03ρ 
νΐ33ΐτ!3 ΙηίΟΓΠΟίίβοβηίΓυιη ονβΓ ί3ηΡ - βη ΤυίηΙ)ουΐίί 

— νΐ33ίΠ3 ίπίΓ38ίιυο1υυΓΪοηΡ3 νοοΓ ΡθΓ8θοη33βΡοπΡβη Α 3 η 9 βΙβ 90 ηΡβΡβη 

-- νΐ 33 (η 5 ΙηίΙίΙυυΙ νοοΓ Ρβ Β@νοΓΡβπη 9 νβη ΐΊβΙ νιΓβ 1 βη 8 οίΐ 3 ρρβΙί] 1 (- βη (βοΡηοΙοθίκοΡ ΟηΡθΓζοβΙ< ίη Ρβ ΙηΡυϊΙπβ 
- νΐ33ΐη5 ΙηδΙΛευΙ νοΟΓ ΰβζοηΡΙιβίΡδρΓίίπιοΡβ 
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— νίβθπιβ ΙηβΙΛυοΙ νοο; 1>βΙ ΖβΙ(5(3η<11β οη<1θΓηβ(ηβη 

— νίΒβπΐϊ ΐ3η<:Ι)>ουνκΙηνββ<θΓΐηββΐοηΐΐ3 

— νΐ33Γη3 ΡΓοΓποΙΙβεθηίΓΚΓπ νοοΓ Α^γο - βη νί55βίΙ}ΓΤΐ3ίΙ(θ1Ιη9 

— νΐ33ΐτΐ3 ΖΟΓρίοηΰβ 

— νίββιηβ ννοηίη95ίοπϋ5 νοοΓ ϋθ ςιΌΐβ ΟβζΙηηθΠ 

η - ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ 
ΟργβνιαμοΙ 
03ηηη3Γΐ(9 β3(ϋο 
□βΐ Ιβη(ΐ3(ΐ3θΙ<ΐ£βη(ϊθ τν2 

ΟθΠΓΠΒΓίίβ Ν3ΐ(ΟΓι3!ΐ53ηΙ( 

8υηεΙ οβ 8®!· Ηο(εΙΙπ 9 Α/8 
Α/8 8Ιογβ1>33Ι( 

Α/3 0Γβ5«η(1 

0Γ«3υηΐΐ3ΐΐθΠ5οηίβΙ 
0ΓΘ3(3()35θΐ3Κ3ΐ3θΙ 1/5 
Β^1οπ)^βΐ3β35θΐ5Κ3ΐΜ( Κ0>3βηΙΐ3νη 
Ηονθ[ΐ8ΐ3<:ΐ3θΓηΓΔ<1βί5 3^9θήυ5ί33ΐΙθ58Κ3ΐ> 

8ΐ3(βΠ5 09 ΚοΓΠΐηοηεΓπβΒ ΙικΙΚβΔββθτνΙοθ 
Ρθ3ΐ 03ηΓπ3Γ(( 

ΑΓΐ»ίιΐ3ΓΠ3Γΐ(β()θΐ3 ΤΙΙΙεβρερεηΒίοπ 
ΑΓί)θ]£ΐ3Γη3Γΐ<β(1βΐ8 Ρβηβίοικ) 

Ι.3η1τιθ(1(303Γηβ8 ΟνΓΐΙύ^ΐοπϋ 
Νβνΐοίι 

ΚατηνορΓες 

— Οθ ΑίΓπεηβ Βοϋ9θΓ03ηί83ΐίοη6Γ (οργανισμοί Εργατικής κατοικίας), 

— ί-οΙίβΙθ ΚΙτΙτθΙΙςβ ιηγηΕΐί 0 Ρβι)βΓ (τοπικές εκκΑησισστικές διοικήσεις), 

— ΑηςίΓβ ίδΓν 3 ΐΙηίπθ 35 υδ] 0 ((ΙβΓ (άλλες διοικητικές οντότητες). 

III - ίΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
1. Κατηνορίες 

Οι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου ττου έχουν συσταθεΙ από το κράτος ή τα ομόσπονδο 
κρατίδια (ΙΔηάβτ) ή τις τοπικές αρχές, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 


1,1. Φορείς 

— ννί53οη3οΤΐ3«Ιίείΐθ ΗοοόβοίιυΙθπ υηο νβΓίαοΒίο δΙυάβηΙθΠΗοίΐΒίΙβη (επιστημονικές ανώτατες σχολές και 
αναγνωρισμένες 

φοηήτικές οργανώσεις), 

— όθτυϊΒεΙδηιΙΙ^β νοτθίπίραηςοη (ΡβοΙιΐΒθηνναΙΙε-, Νοώτ-, $ί8υοτΙΐθΓ3ΐβΓ-, νΥίτΙδοΙίΒίΙδρΓϋίθτ-, ΑτσΙιίΙβλΙβη-, 

Ατζίβ- υπό 

ΑροΐΔβΙτοτΙοηιιπθπι) [ειταγγελματικές ενώσεις (σύλλογοι δικηγόρων, συμβολαιογράφων, φοροτεχνικών, 
ελεγκτών, αρχπε 

κτάνων, ιατρών και φαρμακοποιών)), 

— ννίτΙδσΙΐΒΐϊϊνβτΒίηΙςμηΒβη (ί3ητΙνι/ίΓΐ5θΙτ3Λ8-, ΗαηάωθΓλΒ-, ΙπάυδΙπβ- υηΰ ΗΒπεΙθίΒλαιππιβτη, 
ΗοπάννβΓίίβΙηπυηςβη, 

Η3ηεΙνιιβι1<βΓ80<τ3ίΐΒη) [ενώσεις οικονομικού χαρακτήρα (γεωργικά επιμελητήρια, επαγγελματικά επιμελητήρια, 
εμπορικά 

και βιομηχανικά επιμελητήρια, βιοτεχνικές επαγγελμσπκές ενώοεις, βιοτεχνικοί συνεταιριομοί)]. 
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(ΚΓ3ηΚβηΙί3®8βη, υπίβΙΙ- υηιΐ ΚβΓ(βπνθ^8I^^θΓ^π98(^3{|6Γ) (κοινωνικές ασφαλίσεις (ταμεία 
ασφαλιστικοί φορείς ατυχημάτων, ταμεία συντάξεων)], 

— Κ335ση3Γζ1ΙΙοΙιβ νβΤθΙηΙθυποσπ (ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων), 

— Οβτιθ556η8θίΊ3(Ιοη υπά νοτΡάπΡο (συνεταιρισμοί και σύνάεσμοι). 


1.2. Ιδρύματα και οργανισμοί 

Τα νομικά ττράσωπα με μη βιομηχανικά ή εμττορικά χαρακτήρα, που υπάκοντοι σε κρατικά έλεγχο και ασκούν 
άραστηριάτητες, προς το γενικά συμφέρον, ιάΙως στους ακόλουθους τομείς; 

— ηβοίιΐβέάΐτίοβ ΒυπΡβεαηβΟΙΙβη (ομοοπονάιακά ιάρύματα με νομική προσωπικότητα), 

— νβΓ8οτςυΠ033η3ΐ3ΐ1βη υηά δΙυΡθπΙθΠίνθτΙΐθ (ταμεία προνοΙσς, κέντρα φοιτητικής και σχολικής μέριμνας), 

— ΚυΙΙυτ-, ννοίιΙΐβΡιίΒ- υπΡ ΗΙΙ^ΰΑυηβοη (ιίρύμαισ πολιτιστικά, αρωγής και αλληλεγγύης). 

2. Νομικά πρόσωπα ιΕιωτικοϋ δικαίου 

Οι οντότητες με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, ττου υπόκεινται σε κραπκΰ έλεγχο και ασκούν 
όραστηριότητες ττρος το γενικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των ΚοτηπιυηΒΐβ νβτ5θΤ0υη05υη1βπτβηιττβΓΐ 
(βημοπκών κοινωφελών ετπχειρήσεων), ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 

— 6β5υιι<1ΙΤΒ!ΐ3ντβ8βη (ΚταηΚβηΙτέΙυββτ, ΚυαπΙΗβΙάοΙτίβάβ, ΓηβάΙζΙηίίοΙίθ ΡοτβοίιυηθβθΙητΙοΙιΙυησβπ 

ϋηΙθΓ8υοηυηο8- ρη,] 

Τ)βτΙ(δφβιΙ)θ8βί1ί3υηο83η843ΐ1βη) (υγειονομικοί φορείς (νοσοκομεία, θερσπευπκά κέντρα, κέντρα ιατρικής έρευνας 
κέντρα 

κτηνιατρικού ελέγχου)], 

— ΚυΙΙυτ (ϋΠΉΠΐΗοΙιβ ΒϋΙιηβη, Οταίιβείθτ, Μυ3θβπ, ΒίάΙΙοίίιβΙίαη, ΑτοΡίνο, ζοσίοθίβοίιβ υηά Ιιοΐαηίοοηβ Οβτίθπ) 
[πολιπ 

επικό τομέα (κρσπκές σκηνές, ορχήστρες, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι)], 

— 8οζΐ3ΐβ3 (ΚίηάθΤθ&τΙβη, ΚίηάβΓΐ30β8ηβίΓηβ, ΕτίιοΙυπ03θΙηΓίσηΐυη0θη, ΚίοάβΓ- υηά ύυθΒηάίιοίιπβ 
ΡτβίΖΒΐΙβΙπιίοητυηρθη, 

6βΓηβίπ8Ε(ΐ3ίί3- υπό Βί1τθβτ1ι3υ36Γ, ΡτβυβηίΐθβυΒθτ, ΑΙίθΤϊίιβΙπιβ, ΟΙ>ά30ίι1ο8βηυη1θτΙ(ϋηί(β) Ικαινωνικΰ τομέα 
(νητπαγω 

γεία, τταιδικΰΙ στσθμοί, αναρρωτήρια, άσυλα παιδιών και νεολαίας, κέντρα αναψυχής, δημοτικές και κοινοτικές 
κατοικίες, 

οίκοι γυναικών, γηροκομείσ, καταλύματα αστέγων)], 

Βροτί (θοίιν/ίΓτυπάάάθΓ, ΒροΓΐ3πΐ39θΓί υηά -θίπτίοίιΐυηροπ) Ιαθλητικό τομέα (κολυμβητήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις)], 

— ΒίοάβΓέιεΚ (ΡβυβηνθίΐΓβΓ, βθάυπο3άίβπ8(β) [ασφάλεια (πυροσβεστική υπηρεσία, πρώτες βοήθειες)), 

-- ΒΙΙάυπθ (υτηεοηυίυηηβ-, Αυ5-, Ροτί- υηά ννβΚβΓάΐΙάυπθθείητίοΐΊΐυηθθη, νοΙλίίιοοίΐΒοίιυΙβη) (εκπαίδευση (κέντρα 
μετεκ 

ππίδευοης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, λΟϊκά πανεπιστήμια)], 

— ννΐ3ϊβη30ή3«, Ροτεσίιυηο υηά ΕηΙννίσΙίΙυηβ (6τα11ίοΓ8αηυη93βίπΓίοί«υπ9θιι, νηοδβηβαίιβΒΙίοηβ 6β3βΙΐ30ΐΊ3ηθη 

νθΓΒΐ- 

ηβ, ννί83β080ΐΐ3(ΐ5ί6ιϊΙθτυη9) [επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη (ερευνηπκά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και 
ενώσεις, 

κέντρα προαγωγής πις επιστήμης)], 

Εηΐ8θΤ0υπ0 (5(Γ3θβητΒίηί0υη0, ΑάίβΙΙ- υηά ΑώωΒδεβΓάβεθίίίρυπθΙ [καθαριότητα (υπηρεσίες οδοκαθαριστών 
απόρριμμά 

των και σποχετεΟσεων), 

~ ΒβυϊϊΟϊθΠ υπά ΥνοηηυηοίωίΓίΒεηβίΙ (ΒΟάΙρίΒπυτια, δΟάΙθηΙωϊοΚΙυηρ, ννοίιηυηρΒυηΙβΓΠθΙιπιβη εοννείί ϊαι 
ΑΙΙροπιβί- 

σίη1βΓθ33θ 13110, νΥοίιιπτβυΓηνβιτηίΙίΙυηθ) [οικοδομή και κατοικία (σχέδιο πόλεων, πολεοδομία στεγασπκές 
επιχειρήσεις 

εφόσον ενεργούν προς το κοινό συμφέρον, γραφεία εξεύρεσης κατοικίας)], 

— νύίάεεηοίΐ (νΥίΓί3α(ΐ3(ΐ5ΗΐΓ{)βΓυιΐ980β8βΙΐ3θίΐ3Ηβπ) (οικονομία (εταιρίες προώθησης της οικονομίας}], 

— ΡτΙβοηοί®- υοά ΒΒ3ΐ3ΐ1υη03»β3βπ (υπηρεσίες νεκροταφείων και ταφής), 

— Ζυ53πΐΓηΕΠ3τδβί( ιηΐτ άοη Εη(νιηοΙ(Ιυη33ΐδηάθΓπ {ΡίπΒηζΙβτυπη, ίοοίιπί3θ1ι« ΖυϊυσιιπβπυΓδβΙί 
ΕιΚννίαΙίΙυηρΒίιίμΒ. 

ίύίΐάυης) Ισυνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες (χρηματοδότηση, τεχνική συνεργασία, αναπτυξιακή βοήθεια, 
κατάρτι* 

ση)]. 

ίν. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κατηγορίες 

α) Οι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς 

β) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των 
οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπο δημόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης οποιοσδήποτε βαθμίδας, συμττεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλά^ (ΚΕΔΚΕ), σε τοττικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους 
φορείς, και σε υττΰ το σπτιχο'ο β) νομικά πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά το 50 % 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ή με το καταστατικό τους ή 
τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 61 % του εταιρικού κεφαλαίου αυτών των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 
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V. ΓΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΚατηνορΙες 

— ΟρνονίΐψοΙ και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο — «Ιβγ όβ ΟοπΙγθΙοο όβ | 3 £ 

Α(ΐΓηΙηΐ8{Γ3θΙοηθ8 

Ρύ&ΙΙθ33>, — πλην εκείνων που αποιελούν μέρος της — ΑόΓηίηίβΙταοΙόη ΟβηβΓΒΐ όβΙ ΕβΙβόο (γενικής 
διοίκησης του 

κράτους). 

— Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από ιο νόμο — «(.βγ άβ Οοηίιπίοδ όβ Ι 85 

ΑόπιΙηίβίΓαοίοΓΤθβ 

ΡύόΙίοββ». — πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της ~ ΑόπιΙηΙδίΓαοΙόη όθ Ι33 ΟοπιυηΙόαόβδ Αυΐΰποπιββ 
(διοίκησης 

των «συτ^μων κοινοτήτων»). 

— Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο — «ί,βγ όβ ΟοπίταίΟΒ όβ |35 
ΑόπιΙηίβίιπσίοηθβ 

ΡύΜ1θ33», — πλην εκείνων που αποτελούν μέρος των — ΟοφθΓ3θίοηβ8 1-θθ3ΐθ5 (φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης). 

— Εηϋόαόββ Οο3(οτ33 γ Ιθ5 8βτνίοΙο5 Οοτπυηβδ όθ |3 δβουτίόοό 5οοί3ΐ (διαχειριστικοί φορείς και κοινές 

υπηρεσίες ^ ^ ' των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 
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VI. ΙΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 
Οργανισμοί 

ΟοΙΙΑΟθ ΡΙ3ΓΚ» 

— ΟοηββΓνοΙοίΓβ ηοϋοηβΙ άββ 3ΐ1β ο) ητιέΐΐοί^ 

~ Ο&ίβΓνΒίοίΓΘ (Ιβ ΡβΓΐ3 

— ΙΠ5(ί(υ1 ηβΙΙοηβΙ ύ'ΙιΙεΙοίΓβ (Ιβ Ι'βΠ (ΙΝΗΑ) 

— Οβηίιΐ ηβίΙοΓβΙ (Ιβ |3 ΓθοΛβΓΟίιβ ββΙβηΙΙΓιςυβ (ΟΝΚδ) 

— ΙηβίίίυΙ πβΙΙοηΒΐ (Ιβ Ιβ ΓβοΗβΓοΙίθ β^Γοηοιπίςυθ (ΙΝΗΑ) 

— Ιπβΐϋϋΐ ηοΗοηβΙ άβ Ιβ ββηΐή βΐ <1β Ιβ ΓββίΐθΓΟΠθ ιπΑίΙΙββΙβ (ΙΝ3ΕΗΜ) 

— ΙηβΙΙΙυΙΐΙβ ΓββΙιβΓβΙιβ ρουΓίβ (ΙένβΙορρβιτίθπΙ (1ΗΟ) 

— Αθβπ(» ηβΙΙοηβΙο ρουΓ Ι'βηηρΙοΙ (ΑΝΡΕ) 

— Ο3ί880 ηβΙίοπβΙθ (Ιββ βΙΙοοβΗοηβ ίβηΙΙίβΙθβ (ΟΝΑΡ) 

— 03ΐ83β πβίΐοηβΐβ (Ι’βίβοΓβηοβ πιβΙβιΙΙβ ιΙθ3 (ΓβνβΠίβυηϊ ββίβπδβ (ΟΝΑΜΤδ) 

— ΟβίΒβθ ηβΐΐοπβΐθ Ρ'333υΓ3ηοβ νΙβΙΙΙβ33θ Ρβ3 (ΓβνβΙΙΙθιΐΓϊ 3βΐ3πέ3 (ΟΝΑΥΓδ) 

— ΟθΓηρ30ηΙβ3 β( 61βΡΙΙ$80ΐηθηΐ8 οοπβυΙβίΓββ: βΜθιηΡΓββ ΰβ οοιτίΓηβΓσβ βΐ «ΙΊηιΙυβίΓΐβ (001), οΙιβΓπΡΓββ Ρββ 

ΓηόίίβΓϊ ' 

ςΙΐ3ΓπΙ)ΓΒ3 ()'39ΓΐαιΗυΓβ (εμπαροβιομηχανικά, εϊταγγΕλμαηκύ και γεωργικά επιμελητήρια) 

— Ο^Ρθ ηβίΙοπβΙ (Ιε3 βηοίβηβ οοτηΡβίΙβΓίε βΐ νίεΗτηββ άβ ρυοπβ (ΟΝΑΟ) 

Κατηγορίες 

1. Ε^ικά δημάσια ιδρύματα: 

— Αθθπαββ άβ Γββυ (φορείς υ βάτων) 

— 6οοΙθ 3 ΰ'βτοΐιίίβρίυτβ (αρχιτεκτονικές σχολές) 

— υπίνθΓΒΐΐάί (πανεπιστήμια) 

~ Ιπ5ΐί1υ!3 αηίνβΓ&ΙίΕΐΓθβ άθ (οητβϋοπ άββ ΓΠβίΙτββ (ΐυΡΜ, — παιδαγωγικές ακαδημίες) 

2. Δημόσιο ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα σε περιφερειακή, νομαρχιακό ή τοπική επίπεδο 

— οοΙΙήβθβ (γυμνάσια/Αύκεια) 

— Ιγοήββ (πλήρη γυμνάσια/λύκεια) 

— 6ΐ3δΙΐ33βΓΠβηΐ3 ρυήΐίοβ Ιιθ3ρίΐ3ΐ!βΓ3 (δημόσια νσαοκομεΐα) 

— οίΠοββ ρϋΡΙΙο3 <Ι')ιβ5Ιΐ3«οπ3 ή ΙογβΓ πιοάήΓή (ΟΡΗέΜ, — οργανισμοί λαϊκής κατοικίας) 

3. Ενώσεις φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 

— δημόσιοι φορείς διαδημοτικής συνεργασίας 

— διανομαρχιακοί και διαπεριφερειακοί φορείς 

VII, ΓΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Οργανισμοί 

Εηίβτρπββ ΙτθίΒηα (Μάρκετινγκ, τεχνολογία και ανάπτυξη επιχειρήσεων] 

Ροίΐήβ [Πολιτική και συμβουλές για επιχειρήσεις, εμπόριο, τεχνολογία και καινοτομία) 

ΙηάυδΙπβΙ □βνβΙορΓηεηΙ ΑυίδοπΙγ 
Επίθτρτίεε ΙτβΙβηδ 

ΡΑδ [Καιόρπαη για τη βιομηχανία και την απαοχύληση) 

ΗββΙΐη ρηά δβίβίγ Αυΐίιοηΐγ 

Βοτά ΡϋΙΙβ έίτββηη (Τουριστική ανάπτυξη] 
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ΟΕΚΤ (Κατάρτιση αε τουριστικά ετταγνέΑματα) 


ΙγΙ$(τ δροάβ ΟαυηοΙΙ 
ΝαΜοηαΐ ^ΐο^^|5 ΑυΐίΓοΠΤν 

ύΟΞΓά; π3 63βΙ(8βΤιΐ3 [Αρχή νκ> τις ιρλανδόιρωνες περιοχές] 
Τβ39350 [Γεωργική έρευνα, κπτάριιοη και ανάπτυξη] 

Απ Βριά Βία [Προογωνή της βιομηχανίας τροφίμων] 

Αη Βοπί ΟΙββ (Προογωγή της βιομηχανίας κηπευτικών] 
ΐΓίείτ ΗογββγβοΙγτο ΑυΙΤιΟΓϋγ 

Βοιά η3 ρΟοη (Υποστήριξη και ανάπτυξη κυνειδρομιών] 
ΜογΙπβ ΙηβΙΚυίβ 

ΒοΓά ΐ3Βθ3ΐοη ΜίΤ3Γ3 [Ανάπτυξη αλιείας] 

ΕηυβΙΙΙγ ΑυΙΠοΓίίγ 
ίοραΙ ΑΙά Βοβπί 


Κατηγορίες 

ΙΐβρΙοηαΙ ΗβαίΙΙι Βα3ΐΐί5 (Περίφεραακά νοσοκομειακά κέντρα) 

Ηθ3ρίΐ3ΐ3 3ηεΙ 3ΐΓηΙΐ3Γ ίπεΙΚυΝοπε οί α ριιάίΐε αίτοΓαοΤβΓ (Νοσοκομεία και παρόμοια ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα) 
νοοΒίίοηβί ΕάυαΒίίοη Οοπτιπίΐΐβθβ (Επιτροπές τεχνικής-επαγγεΑματικής εκπαίδευσης) 

ΟοΙΙορβε βηι) βάυαΒίίοηβί ίηΒϋΙυΙίοπΒ οί 3 ρυΡίία αίΐ3Γ3θβΓ (Κολλέγια και εκττσιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα) 
Οοηίτοί αηά Ββ^ίοποί Ρί3ίΐθΓΐβ3 Βο3πά£ (Κεντρικά και ττερκρερειακά συμβούλια αλιείας) 

ΚθρίοηοΙ ΤουιίΒΓπ Οι^ΒπίΒΒΐίοηβ (Περιφερειακοί οργανισμοί τουρισμού) 

ΝοΙΙοηβΙ ΚβΒυΐΒίοτγ 3η<1 Αρρθ3ΐ$ όοάΐββ (Εθνικοί οργανισμοί ρυθμίσεων και προσφυγών, π χ. στους τομείς των 
τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, του χωροταξικού σχεδιαομού, κ,λπ....) 

Οργανισμοί που έχουν συσταθεΐ για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή την ικανοποίηση διάφορων αναγκών 
δημόσιων τομέων, [π.χ. Ηβ3ΐίΙτα3ΐθ ΜαΙβήοΙβ Μ3η30βΓΠθη( Βοοτό, Ηβαηΐτ ΒοοΙογ ΕητρΙογβίο Αςβηαγ, ί.οο 3 ί 
ΟονειπιποηΙ ΟοπιρυίβΓ δθένΙοβΒ ΒοθΓά, Εηνίτοηιηβηοΐ ΡτοΙβοΙίοη Αμβηαγ, Ν3ΐ1οη3ΐ 53(θ(γ ΟουηοίΙ, ΙπΒΐίΙυίβ οί 
ΡυΡΙία Α(ίιτιίηί8ΐΓ3ΐίοπ, ΕαοποΓηίι: βπά δοοίθΙ Κβϊβθίτίι ΙπδίίΙυΐΒ, Ν3ϋοηαί 3ΐ3ηά3Γ()3 ΑυΙΙτοΓίίγ κ.Απ.] (Οργανισμοί 
που έχουν συσταθεί για να εκτελούν ειδικά καθήκοντα ή να πληρούν πς ανάγκες δημόσιων τομέων, — Ι-θθ 3 ί 
ΟονβτηπιοηΙ Οοτηρυΐβτ δθτνίαββ Βθ3τΰ, ΕηνΙιαπΓΠβηΐΒί ΡΓΟΙΟΒΟίίοη Αςβηαγ, Ν3£ΐοη3ΐ δβίβίγ Οουηοίί, ίηβΙίίυΙβ οί 
ΡυΡίίε ΑάιηίηίΒΐΐΒΐίοπ, ΕααηοΓΤΐϊο βηά δοοίβί Ρβϊθβτοίι ίπΒΐίΙυΙθ, Ναΐίοηοί δίΘπάΒΓά® ΑυίΙτοπίγ βίο.) 

Αλλοι δημόσιοι φορείς που εμπίτπουν στον ορισμό του «οργανισμού δημόσιου δικαίου» κατά την έννοια 
του άρθρου 1, παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας. (Οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί πού αντιστοιχούν 
στον ορισμό του οργανισμού δημοσίου δικαίου που αναφέρετσι στο άρθρο 1 παράγραφος 7 της 
παρούσας οδηγίας). 


VIII, ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
Οργανισμοί 

δοοίβΙέι «δίΓθίίο δί Μβκδίηβ» 

ΕηΙβ μυΙοηοΓΠΟ πτα5ΐΓ3 ά'οΙίΓθΐηβίβ β άβΙ Ιανειτο ϋθΐίβηο ηοΙ ιοοηδο 
ΕηΙε ηθϊΙοηυΙβ ρβτ Ι'3νΐ3Ζίοηβ οίνίίβ — ΕΝΑΟ 
Εηΐε η3Ζίοη3ΐβ ρβτ Γ358ΐ5ίβηζ3 3| νοίο — ΕΝΑν 
ΑΝΑ3.3.ΡΑ 


Κατηγορίες 

— Εηίί ροΓίυθΙί β 3βΓοροΠυ3ΐ1 (λιμενικές και αερολιμενικές αρχές), 

— ΟούϊΟΓΖί ρθΓ Ιβ ορβΓβ ίάιαυίίοίτβ (όμιλοι επιχειρήσεων γιο υδραυλικό έργα), 

— υπΙνβτΒίΙά 3ΐ3ΐ3ϋ, 9ίί ίεΙίίυΙΙ υηίνβτ8ίΐ3Γί ξΙηΙβΙΙ, ί οοηβοιζί ρβτ ί Ιβνοτί ίηίβτβδΚΗηΙί Ιβ υηίνβΓδίΙό (κρατικά 
πονετπστήμια, 

κρατικά ιτανετπστημιακά ινσπτούτα, όμιλοι επιχειρήσεων για τις εργασίες χωροθέτησης των πανετπστημίων), 




1824 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


— ΙηβϋΙυζίοίΐΙ ρυΙιυΠοίιβ [11 355ί5ΐβηζ3 β <111>θηθί1οβηζ3 {δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα) 


— Ι5(|[υ(1 βυρθΓίΟΓΐ ΒΕίΒΠΐΐηϋ β ΟΙΐΙΙϋΓβΙΙ, ΟΚΚβΓνΡίοπ ΒΒΙΓΟΠΟΓΠΙρΙ, 35ΐΓθη5ΐθΙ. Θ60ί|£|^| Ο νυΐοαηοΐο^ίοί 
(ανώτατα 

ετηστηρονικΰ και πολιτιστικά ινστιταντα, σστεροσκοττϊΐα, κέντρα αστροφυσικής, τεωφυοικής ή ηφαιστειοΑονίας), 

— Εηβ άΙ ΓΐοβτοΒ θ ΕρβΓίτηβηΐαζΙοηθ (ερκυνητικοΐ οργανιοροΠ, 

— Εη(Ι οίτβ 9β5ΐΐ3θοησ (οππο οΡΡϋ93)θΓ{Β άί ρτονίάβηζβ β άΐ 3&£ΐο(βηζ3 {φορείς που ΟιαχειρΙζονται υποχρεωτικά 
συστήματα 

κοινωνικής πρόνοιας), 

— ΟοοίΟΓζΙ όΙ όοηΙΒοβ {όμιλοι επιχειρήσεων εγγείων βελτιώσεων), 

— Εηΐί 01 βνίΐυρρο ο άί ΐπΙρβζΙοηβ (οργανισμοί ανάπτυξης ή ύδρευσης), 

— ΟοπδΟΓΖΐ ρβΠθ 3Γββ ΙηάυβΙτΙβΝ (όμιλοι επιχειρήσεων για τις βιομηχανικές ζώνες), 

— ΟοπιυτιίΙό ιηοηίβηθ (ενώσεις τοτπκών αρχών ορεινών περιοχών), 

— Εηϋ ρτβροβΙΙ 3 θθτνΙζί άΙ ρυδΟΙίοο Ιηΐ6Γθ33β (οργανισμοί κοινής ωφελεΐας), 

— ΕπΙΙ ρυόάΠοί ρεβροΒίί βά βΟΙνΚά άΙ βροηβοσίο. βροτΟνο, (υτίεΙίοΡβ β άβΐ Ιβιπρο ΙίΡβΓΟ (δημόσιοι οργανισμοί των 
οποίων 

οι δραστηριότητες αφορούν τα θεάματα, τα σπορ, τον τουρισμό και τον ψυχαγωγία), 

— Εηΐί ουΙΙυΤΒΐΐ 6 άί ρτοπτοζίοηβ βτΙίβΙΙΟΒ (παλιτιοπκοί οργανισμοί και οργανισμοί προαγωγής των τεχνών). 


IX ΓΤΌ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Κατηγορίες 

— 6ΐ3ΐιΙΐ33βιιτβηΐ3 ρυΡΜοε άβ Γέίβΐ ρΐ3οό5 εουβ Ια βυρνοίΙΙαποβ ά'υη ιηβΓΤιάΓβ άυ ηουνβΓηθιπβιιΙ (όημόοια 

ιδρύματα του 

κράτους που εττοπτεύονται από μέλος της κυβέρνησης). 

— έθΙ>Ιΐ836Γπβηΐ3 ρυδΙίοΒ ρΐ3θό3 5θυ8 Ι3 ΒυινθΙΙΙβηοΒ <1 θ 5 οοπίΓπυηεβ (δημόσια ιδρύματα που εποπτεύονται από 

δήμους και 

κοινότητες). 

8γιτΡΙθ3ΐβ άβ οοΓππιυηδΒ οτδέΒ βη νβτίυ άβ Ι3 ΙσΙ άυ 33 (όντίοτ 2001 οοηαβτηβηΐ Ιβδ 3γηάΙο3ΐ5 ϋβ οοιπΓηυηεΒ 
(ενώσεις δήμων και κοινοτήτων που αυστάθηκσν δυνάμει του νόμου της 23ης Φεβρουάριου 2001 περί — 
εγηάίοοίε άβ υοιπιπυηοε). 


X ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΏΡΕΣ 
ΟργονιαμοΙ 

ΜίηίίΙβπβ νβπ Βίηηβη/βηιίεβ ΖβΙίβη βη Κοοώλη/λίκοίόίιβϊ (Υπουργείο Εσωτερικών κσι Σχέσεων του Βασιλείου) 

— ΝΕάοΓίβηάβ ΙπθίίΙυυΙ νοοΓ ΒιαπάινοβΓ βη Γ3ΐηροηΙ)θβΐΓί/ϋίπ9 (ΝΙΒΚΑ) (Νβΐίιβτίβηάβ ΙηοιίΐυΙβ ίοτ Ριτθπβπ 3ηά 
ΟοιπδΒί 

(Ιη9 03ΐ3ΐπΙ1ίβ3) 

— ΝθάβΓίβηόί ΒυτθΒυ ΒΓΒΠάννββΓ Ειοιηβπε (ΝΒΒΕ) (ΝοΙΚβτΙβηάΒ ΒυτθΓ3υ ίοτ Εχβιπβ οί ΡίΓθπιβη) 

— Ε3η(ίβ1ί)1ί δβίβαΐίε- εη ΟρΙβίόίΠΒΒίΠΒΗΙυυΙ ΡοΙίΙίβ (ί30Ρ) (ΝαΙίοηβΙ ΙπΕίίΙυίε ίοτ ΒθΙβοΙΙοη 3ηά ΕάυοβΙίοη οί ΡοΙίΟΒΙτιθη) 

— 25 ΒίζοηόβτΙίίΚβ ροΙΙίΐθΓββΙο'ϊ (25 ίηάΙτηάυαΙ ροΐΐοθ ΤΒρίοηο) 

— δϋοίιΙΙηο ΙΟτυ (ΙΟΤυ ΡουηάαΙίοη) 


ΜίηίεΙβπΘ νβη ΕααηοηνεοΡε Ζολεη (ΥιτουργεΑτ Εθνικής Οικονομίας) 

— 3ΐ1οΐιΜηςι Βγπίβηβ (δγη1βπ3) 

— ν3η βννίηάβπ ί3ΐ)0Γ3ΐοηύΐη Β.ν. (ΝΜί νρη δωίηόθπ ίβΟοΓοΙοτγ) 

— ΝοΰβΓίΒηάϊ ΙΥΐΒβΙίοϊίίΙυυΙ Β.Υ. (Ντπί Ιπείίΐυΐβ ίοτ ΜβΙτοΙοογ θπά ΤΒθίιηοΙθ 3 γ) 

— ΝβάΒΤΐόπϋϊ ΙηεΙίΙυυΙ νοοτ νΐίοθίυίοοπΙινίΙίΧβΙίηη βη ΡυίητΙβνΒΒΓί (ΝΙΥΚ) (Ν6(ίιβΓΐ3Πά5 Αηβηογ ίοτ ΑθτΟΕρΒΟβ 
Ργο 

ρΓΒΐπίΤΙΒΕ) 
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— 5ΒοΙιΒη9 ΤοΟΓίβηΐΒ ΓΐβθΓβ3ΐίβ ΝβΰβΓΟηϋ (ΤΚΝ) (ΝθΙΙιβΓίΞποΙϊ Βο 3Γ() οίΤουΓίΒΓΠ) 

— δβπΐθηι»βΓΐ(«η05νβΓΐϊ3η£ί Νοογι! ΝβιΙβΓίβηίΙ (8ΝΝ) (ΟοορβΓαΙΙνβ Βοιίν οί ιίιβ ρΓΟνίηοίΗΐ οονβΓπιηβπΐΒ αί Ηιβ 
ΝογΙϊιθγπ 

ΝθΰτθΓΐ8τκ)8) 

— ΘθΜβΓΒθ ΟηΙ«ίΚΙ(Βΐίηθ5ΓηΒβΐ30(ΐ3ρρ1] (ΟΟΜ( (βθΙΡρΓίΒΠίΙ Οβνβίορπιβπΐ ΟοπιρΒπγ) 


— ΟνβΡί 55 βΐ 3 β Οη 1 ννίΙ(Ι(βΙΙι> 93 Γπ 33 ΐ 5 ρ 1 ΐ 3 ρρΙ| (ΟΟΜ) (ΟΟΜ ΙηΙβιπΒΐίαπβΙ ΒκΒίηβΒβ ΟβνθΙοριηθηΙ) 

— υΟΡ (Ι.ΙπιΡυΓ 0 ΙηνββίΓΠβηΙ ΟβνβΙορηίθηΙ Οοπιρβη^ ίΙΟΡ) 

— ΝοοΓ( 1 θΙί)ΚβΟη 1 »ίΙ<|ςβϋη 98 Γη 33 ΐ 5 θίί 3 ρρΙ) (ΝΟΜ) (ΝΟΜ ΙηνθδίΓπεΓίΟβνθΙορηηεπί) 

— ΒΓ 3 ίΐ 3 η( 8 θ ΟπΜΙ(ΙΐΒ|Ιη08ηη33(£3Ρ3ρρί1 (ΘΟΜ) (ΝοοΓ<1 ΒΓ 3 >ΐ 3 η< ΟβνθΙορΓπεηΙ Αςεπεν) 

— Οη 3 ίίΐ 8 ηΙ<βΙίίΙ(Β Ρο 5 ΐ βη ΤθΙβΡοππηηιιηΙεβΙΙβ ΑυΙοΓίίβΚ {Ιρϋβρεηΰθηΐ Ρθ 3 ΐ βικί ΤβΙβεοΓπηιυηίεΒϋοη ΑυΙΡοΓίΙν) 

Μίη/ϊίθί/ο εθη ΡίηΒΠΟϊ&η (Υπουργέ Οικονομικών) 

— Οθ Νθ( 1 β!ΐ 3 ηΡ 8 β Ββηΐ! Ν.ν. (Κεντρική ΤρΛιτεζα των Κάτω Χωρών) 

— ΑυΙΟΓίΙθϋ ΡίηβηοίάΙβ ΜβΛΙθπ (Εποτπική αρχή των χρηματαγορών των Κάτω Χωρών) 

— ΡβΤΒίοβΠ' & νβΓΖβΙίθιΙηΒΒΐίΡΓιοβΓ {Εττοπτική αρχή συντάξεων και ασφαλειών των Κάτω Χωρών) 

ΜΙηΙίΐΒήβ νβπ ^υϊίίίίβ (Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

— δΙίοΡΙίΠΒ Ρβοΐ338βι1η0 ΝθΡβΓίΒΠά (5ΚΝ) 

— δΒοΠϋοΗ νεοινο 

— νοοθάΙ]- βο 9 βζίη 3 νοο 9 άΙ| ίηϊΙβΙΙίηβθη (Ιίρύματσ κηδεμονίας και αντιλήψεως) 

— δϋοΡβπΒ Η 3 ΐ( ΝεάβιΙβηεΙ (δΗΝ) 

— ΡοτίίοϋΙΙθτβ ΙηίθΓΠΒίβη (Ιδιωτικά οικοτροφεία) 

— ΡβιΐουΙίθΓβ ϋουράΙηΡοΙιΒηθθη (Αναμορφωτήριο ανηλίκων) 

— δοΝβάθίοπάβ 6βννθΐ£ΐ5ΐτιί3άπ]νθΓΐ 

— 0 θηΐΓ 33 ΐ θΓ 933 η Ορνβπρ ΑβΙβΙζοθΚοτβ 

— 1.3ηαθϋ(Χ ΒυΓθ3μ ΙηηίΠΒ ΟηάθΤΐιουά5Ρί)εΐΓ39βη {ίθΙΟ) 

— 1 . 3 αάβΙ()Ι<.ο οτςβηίΕΒίίεβ 3 ΐ 3 ο 1 ι(οΓΙθΐ 1 ιυΙρ (Εθνικές οργανώσεις αρωγής θυμάτων) 

— ΟοΙΙθοβ Βο5θΙΐθΐτπίπ9 ΡθΓ3οοη0β9ενβη3 

— δϋοΐΊΐίηΒ δίράιβοβαίτυπι ίΪΒ0ΐιΐ3ρΙβθ1η9 {55Η) 

— ΡΒάθΠ νοοΓ άθ Κθθη(3Ρί]3ί3Πά 

— 3Ιίοηΐϊπ9 Κβοηΐ5Μ)3ί3πά ΑβίβΙ 
. 3 ίΙοίι(ίη 9 βη ΡβοηίβΡϋβΙβιιά 

— Ι^πάοΙήΧ θυτοου ΚβοίΒτπβ ΡοβάίίεΙίπΒ <ί-ΒΚ) 

— ΟΙ 3 Γ 3 ννίοΙΐΓΤ) 3 π Ιπ3ΐίΙυυ1 

— ΤοΙΚοηοεηίτβ (Κέντρα διερμηνεΐας) 

ΜηίίΙβπβ νβη ίβικΐΡουιν, ίΥβίυυ^^>β^ιβΒ^ βη νϊε$Βή] (Υπουργείο Γ ίωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας) 

— Βυτβου ΒβΙΐθβί ίβηάΡουν/θΓοηάβη 

— ΡΒυηβίοηάΒ 

— 3ΐ33(8[505ΡβηβθΓ 

— 3 (ΐοηιΐπ 9 νοοΓίίοηΐίηςϊΡυΓβΒυ νοοτ ΰβ νοβάΙης 

— υηίνΟΓϊίίβίΙ \Λΐ39θηίη9θη 

- ΒΙίοίιίίης ΟίΟ 

- (Ηοοίεί) ρΓοαυοίΒΟίιορρβη 

ΜιηΐείΘήθ νοτ) ΟηόβΓ^νϊ/ε, ΟυΙΙυυΓ οπ ννοίοπεοΡορρβπ ίΎιτουρχείο Παιδείας. Πολιτιομού και 
Ετπατημών) Α. Γενική περιγραφή 
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τα ίημΰοία ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά πρωτοβάθμια σχολεία κατά την έννοια του 
νδμου ννβ( οη 

)ιβ( ρτίηοΐτ οηάβτνιιΐ|5 ^ 


~ τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης ειδικής 
εκπαίδευσης, 

και τα ιδρύματα ειδικής εκτταίδευσης και συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου ΊΛίβΙ 
ορ όθ 

βχρβίδββόβηΕΓΟ 

— τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία ή ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 

κατά την 

έννοια του νόμου ΊΝβΙ ορ ΙιβΙ νοοτίςβεβι Οη(1βΓ»ί)Β 

— τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά ιδρύματα, κατά την έννοια του νόμου ννβΐ 

ΕάυσαΙΙθ βα 

ΒβτσβρεοηάβΓΜίΙΐΒ 

~ τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενο από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία, κατά την έννοια του νόμου 
εχρβπιηβπίθπνιβί 
ΟηόβηνΙ]8 

-- τσ χρηματοδοτούμενα -πανετπστήμισ και ΑΕΙ, το Οραη υηίνθίείίβίΐ, και τα πανετπστημιακά νοσοκομεία, περί των 
οποίων ο 

νόμος ννβΤ ορ ίιβί ίτορθι' ΰπάοτννίΐο βπ ινβΙβηεοηΒρροΙίίΚ οπόβιζοβίτ, καθώς και τα ιδρύματα διεθνούς 
παιδείας, εφύαον 

χρηματοδοτούνται κοτύ περισσότερο από 50 % από το κρότος νύβΙβηΕοΙτθρρβΙίίΙί ΟηάβΓΖΟθίί 

— υπηρεσίες πλαισίωσης σχολείων κατά την έννοια του νύμου νύβΤ ορ Ρρΐ ρτίιπαίτ οηάβηνΙΙβ ή του νόμου 

ννβί ορ άβ 

θχρΒΓΐί9θθθη(τα 

— τα εθνικά πσιβανωγικύ κέντρα, κατά την έννοια του νόμου νύαΐ ΒυΡΒίόΙότίηρ Ιαηάβΐίίλθ 

οηάθΓώίΙίοηάβΓεΙβυπβηόθ 

αΟίνΚβΙΙβη 

-- τα ραδιοτηλεοπτικά σωματεία, κατά την έννοια του νόμου ΜθόίΒννβί 

— τα κληροδοτήματα («ίοπόεβη») κατά την έννοια του νόμου ννβΐ ορ ίιοί βροοΙΠεΚ ΟυΙΙυυΓΡθΙθίά 

— τα εθνικά όργανα ετταγγελματικής εκπαίδευσης 

— τα ιδρύματα {«ΒίαίιΙΙηςβπ») κατά την έννοια του νόμου ννβί νθΓζβΙίοΙοηάΙρϊηθ ΚίΙίΐΒίπυεθοΙθ ΟίαττοΙβη 

— τα λοιπό μουσεία, που χρήματοδοτούντπι κατά περιοσΟτερο απά 50 % από το ΥΠΠΕ 

— οι λοιπές οργανώσεις και φορείς στον τομέα της παιδείας, του πολιτιαμού και των ετπστημών, που 

χρηματοδοτούνται κατά 

ττερισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ 


Β. Ονομαστική σπορίθμηση 

— ΙπίοτηττΗΐίβ ΒβΡββΓ Οτοβρ 

— δίΐοίτΐίηη ΡατΤίαίρρίίθίοηΟε νοοτ ΙτθΙ ΟηάβΓννίίο 

— δΙΙοίτΙίηρ υίίνοβίίηρ ΚίηαβΓορνοηρΓβρβΙίηρβη/ΚίηΙβηΙ 

— δΐίοίπίού νοοΓ νΐυοηίβΐίηρ-δΐυσαιτίβη ΟΑΡ 

—- ΚοηΙηΚίίίΚβ ΜβάετΙβηΟεβ Αοαόβτηίβ ναη ννβίβπίοηΒρρβη 

— ΝθάβΠβπιΐΒβ οτραηίεοΐίβ νοοτ ίηΙβΓΠΒΐίοπαΙθ εαιποηννβτΚίηΒ ίη Ιτβΐ άορεΓ οηεΙθΓννί]5 (Νυίίίο) 

— δίΙρηΐίΠΒ Νβΰβάαηόε ΙηΙβΓάίεαΙρίίτταίΓ ΟθπορΓάίίβοη ΙηοΗΙυυΙ 

— ΝβόοΓίΗπαΒβ Οτροπίεαίίο νοοτ Υνβίβηεαίτορρβίίίίί ΟηΟβι^οβΚ 

— Μβαετώησίβ Οτρυπίεαίίβ νοοτ 10 β 9 βρ 38 (-π 81 υυτι»θΐΕη 5 οη 3 ρρθΙ(}λ οηάβτζοβίτ 

— ΟοΙΙερο νση Ββτοβρ νοοτ Τιβΐ Ιτσθβτ Οηάθτντίίε 

— νβτβττίΒίηρ ναη σρβηΡατβ ΡΐΡΙίοΙΙΐΒΐιβη ΝΒμΟ 

— ΚοηΙηΚΙίίίίθ ΒίΡΙίοίίτθβλ 

— δΙίοΤιΙΙιΤΒ ΜυζίθΚ ϋβηίτυτη ναη όβ Οιπτοβρ 

— δΡοΡΒΟΒ ΕΗιβτ ΗβοΐΒτπβ 

— δΙίοίιίίπΒ Βοαίο Νβαετώηά ννοτθΙόοηττοΒρ 
■ - ΝεΟβΓίοοΟίβ ΡΤ09ΤΒΓΠΙΠ3 δΙίοίτίίπθ 

— ΝειίβΓίΒπΟβο Οτπτοερ δΙίεΙτΙίηΒ 
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— ΟθΠΊπΐί 553 Γί 38 < νΟΟΓ < 1 β ΜβίΙίβ 

— 81 Ιοί« 1 η 5 3ίΙιτΐ3ΐβΓΐηθ8ίο(κ1« Νβ(ίβΓΐ3η<ΐ8θ ΟυΚυΓβΙβ ΟϊΠΓΟβρρΓΟίΙυεΙίθβ 

— ΒΰοΡΗηα ί,βζβη 
ΟΙβηϊΙ ΟιτΐΓθβρΙ>ί](ΐΓ30θη 

— Οβηΐιυηη νοοΓ ΙηηονβΙΙβ βη ορΙβίΡΙηθθΠ 

— Ββ<;I^I^ί 3 ίοη^I^ νοΟΓ ύβ Ρθγβ 

— ΟθηΙτυΓΚ νοοΓ ΙηηανβΙΙβ ν3π ορίβίΐΐίη^βη 

— ΙΠΒϋΙυυί «ΜΓΤοθΙβοηΙ^ΙΙίΚθΠηρ (ΟίΙο) 

— ΙΠΒΐΙΙυϋΙ νοοΓ ΙθβΓρΐ3ηοηΜΚΙ<θΙΙης 

— 1 . 3 ηΡβΙ 1 ]Κ ΟΙβπΒίνβΓίβηβΓκΙ ΟβηΙτυΓΠ νοοΓ δΙυΡΙβ- βη ΒβΓΟβρεΚβυζβνοοΓίίΰΙιΙΙηβ- 
~ Μ 3 χ 5 οο(β ΚβηΓίΒΟθπΙΓυηι νοοΓ ΒβΓΟβρΒοπΡθηκΙίβ βη νοΙνϊ 3 ίΒβηβηβι 1 υθ 3 ΐΙβ 

— δΙΙοΡΙΙηΒ νθΓνβηςΙηρβίοηΰΒ βη ΒβΡΓΐ)ί 8 ββζοηΡΡβΙ( 1 βΖ 0 Γ 9 νοοΓ ΙιβΙ ΟηΡβΓβίΙΙβ 

— ΒνΕ-Ρ(33ί1 

— ΟοΙο, νβΓβηΙςΙηρ ΚβηηΙβββηΐΓβ [)βΓθβρΒοηΡβ ™]3 ^)βρ^^^ί3|θνθη 

— δΝη^ΙΙηρ ΐ!Μ 3 ΐίτβίΐΒΰβη(Γυπι βχβΓπίηβΗηρ I}θΓΟβρ 5 οηΡβΓνν <^3 

— νβΓθηΐ0ίη9 ^οπ^βΓβηοΓ 0 ^ηI 3 ^ι(β Ββ^οβρ 8 οη^Iβ^νί ^^5 

— ΟοΓΠΐιο, δΐΐοΐιΐΐηβ ΟοτηΡίηβΙΙβ ΟηοΙβΓννΙίίοΓρβηίίβΙΙβ 

— βΒςίιϋηβ ΡΙηβηοΙθΓΐηρ δίΓυΙϊΙηΓββΙ νβΙίΡαπΡίνβΓίοί ΟηΡβηΛίί]® 

~ δίίηίιΙΙηρ δβΓηβη»βΓΐιβηΡθ ΟβηΐΓβΙββ ίη ΡβΙ ΟΟΡννο 

— 31 ίοΙιΙίπ 9 δοΡοΚΙθ® 

— ΕϋΓορβθί Ρΐ3ΐίοπη 

— δΙίβΡϋηρ πιοΡΙΙΙΙβί(5ίοηΡ5 ΗΘΟ 

— ΝβΡβΓΐ3πΡ5 ΑυΡΙονί^ηββΙ ΑΓΕΡίβίοβηίΓυηι 

— δΙΙοΙιϋπΒ ΓΠΐηΡθΓΐιβιΙβη ΤβΙβνίίίβ ΝβΰβΓίβηΡ 

— δ1!9ΐΊΐίη9 οπίΓΟθρ 3ΐ(θ€(ιΙοηβπ 

— δΐίβηΐΐπς ίτιυΙΙίΕϋΠηΓβΙθ ΑΟίνίίβϋβη υΐΓβηΙιΙ 

— δβ^ΰοΙ ΡθΓ ΡοβζΙθ 

— ΝβΡθΓΐβπιΐΒ ΡβηΒοθηΙτηηπ 

~ ΝθΡβΓίΒηΡ® 1.θηθΓΚβπΡί9 ΜυββυΓΠ βη ΡοουπίθηΙβΙΙβηβηίΓυηι 

— ΒίΡΙΙοΙΡβθΙί νοΟΓ νθΓβπΡβη 

— 0(ΐΓί3(βϋ)Ι<β ΡίΡΙΐοίΡΕβΚ νοοΓ ΡΙίηΡβη βη ΒίβοίιΙζΙβπΡβη 

— ΡθΡθΓ3(!β νβη ΝβΡβΓίβηΡβθ ΒΙίηΡβηΡΙΡΝοΙΡβΚθΠ 

— ΝθΡβΓίβηιΙββ ΙυίΒίβΓ- εη ΡΓ 8 ίΙΙβΡίΡΙίο 1 ίιββΙ< 

— ΡβΡβΓβΙίθ δΙβεΙιΙζίβηιίθη- βπ ΒΙϊηΡβηΡβΓ3η9 

— ΒίΜΐοΗιεβΙί Ιβ δερβ Τβη ΒγοθΙ! 

— ΟΟβ Μ 33 Γ ΟίείΐΙ Μ 3 ΗΓ 

— ΕΙΗί^Γ 3 

— ΡοπΡβ Βί]ζοηΡβΓ0 ^αυ^η31^3ί^61ίβ ΡΓοίβοΙβη 

— ΡυπΡ ίΟΓ ΟεηΐΓβΙ 3ηΡ Ε 38 ΐ ΕυΓορββη ΒοοΙιρΓθ]βθ8 
ΡοπρβΓβπ ΟηΡβ™ί ]5 ΜεΡ'ιβ 

Μίηίϊΐβπε ναη ΒοάβΙβ Ζβίτβη βπ ννεί^ρθ/ερβηΡειΰ (Υπουρ/είο Κοινωνικών Υττοθέσεων και Απασχόλησης) 

— δΰείβΐβ νβίΖβΚ 0 ηΓ) 9503 ηΚ 

— Αι 1 )βω 3 νοοιζίβη)η 95 θΓ 93 ηίΕ 3 ϋε 

— 31 ίοηΐίη 9 3ίΙί0θ5ε ΟυΡ ΜΙϊπνιβΓίιβΓΒ 

- δΡαίιΡπρ Ρεηβίοβη- & νβιζβΚβΗηρβΚβπιεΓ 

— δοοώβΙ ΕόοηοΓπίΒσίιβ Ρ 33 Ρ (δΕΡ) 
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— νοοί \Λ/βΓΐ< βπ ΙηΚοηιβη <Κ^Ι) 

— 0θη(Γ3ΐβ ΟΓς3Πΐ83ΐ1β νΟΟΓ ΙΝβΓΚ ΘΠ ΙηΚοΓΠβΓ 

— υίΙνΟβΓίίίςβίΠδΙΙΙϋΙΐΙ ν¥βΗ(ηβΓΙ1βΓ5νβΓΖθΙ<βίΙΠ3ΘΠ 

Μίηΐ5(βίΙβ νβη νβ/ΙίΘβΓ βπ ννθίβηίβΒΐ (ΥττσνργΐΙο Εογκοινωνιών μβ Διαχε!ρια(]ς Υδάιων) 

— ΚΟν/ νοβΓίυΙθ (ηίοΓΓτίΒΐίθ βπ )οθΐ3(ίη£ΐ 

-- Ι-υοίι(νβτ1ίθβΓ8ΐ>βνθΜ1θΙη05οτ03ηΐ3θββ ((.νβ) 

~ Νθ(1θΓ)3Πϋ8θ ίθΟ(ί3βηθΟΓρθΓ8ΐίβ (ΝΙΟ) 

— ΡΙββΙοΓΟίσ ίοο(ΐ8βη«)(ΓρθΓ3ϋβ (ΚΙ-0) 

Μίπ/8*9Γί9 νβη νοΙΧΒίιιιΙενβββπς, ΗυϊπΧβΙ^Χα 0^άβη^η^ βη Αί/ίίβο (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και ΠεριράΑΑον«)ς) 

— ΚβΰβδΙβΓ 

— 0βη(Γ33ΐ ΡοΓκίβ νοοΓ ύβ νοΙΙ(5ίιυΐ3νθ3ίΙη8 

— δΐίοήΐίπς ΒυΓββυ ΑΓοήΙΙβοίβΠΓβθίβΙβΓ 


ΜίπίίΙθπθ νβη νοΙΙ<89Εζοη(1ΙιβΙ(Ι, ννβΙζί)η θπ δροΓΐ (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού) 

— ΟοΓΠίπΙίβίβ Αΐ 0 βΓπβπ 0 ΟοΓίοββοηοβνζΙΙβηΓθςβϋπς Ιηύοπθίίβ (ΟΟΑΡΙ) 

— Οο11β0β ΐΕί ΐ5β00Γ(ίθΙΙη9 νθπ ύβ ΟβπθθΒίπίίΙύβΙθη (ΟΒΟ) 

— ΟοηιιηΙββίβδ νοθΓ9βΙ)!β(ΐ333ηνιιί(ζΙη0 

— ΕοΙΙθΟθ ίΒΠθΓΐηο ΖίθΚθπίιυίβνοοΓζίθηίηςοη 

— ΖοΓΒΟηύθΓζοβΚ ΝβϋβΓίθΓκί (ΖΟΝ) 

— ΚθϋΓίηρίίηίΙθΙΙίηρβη ννβΐ ιπβσίδοΐΐθ 

ήυΙρπΊΐύΐΙβΙοη: 

Ν.ν. ΚΕΜΑ/81ίοίι)ίη9 ΤΝΟ ΟθΓϋίίοΕίίοη 
ΟοΙΙβρθ θουιν ΖΙβΙ(βηίιυί3νοοΓΖίβπίη98η (ΟΒΖ) 

— ΟοΙΙβθβ νοοΓΖοΓ9νθΓΖβ1<θππ9βη (ΟνΖ) 

— ΝαΙίοοοοί ΟοΓΠίΙέ 4 βη 5 ιτιβί 

— ΡβηβΙοβη- βπ υίίΚβΓίΠθΒΓΒβύ (ΡυΠ) 

— ΟοίΙβ 90 Τβτΐβνβη Οθζοη<ίίτβί(ΐ 5 ΖθΓ 9 (ΟΤΘ) 

— δΙίοίιίίηρ υίΐνοβπηθ ΟαΐΒίβςΓβΗθΙίηρ νΥβί ορ ύβ Τοβρβηρ ΖίθΙί(θΙ(θ5ΐθην0ΓζβΚθπη9 (5110) 

— 51ίοίιΐίιΐ9 Ιο( ύβνοΓύβΓίης νθπ Ο© νοίλδβθζοηΰίιβίύ βπ ΜίΙίβυΠγςίΑηβ (8νΜ) 

— 51Ιοίι[ίπ9 Ρ 3 ΡίΙίΐ 3 ΓΓ Βυτθβυ Οβρηβοΐιΐι^ιΐθη Βουνν νΥΥδ 

- βϋοΐΊΐΙηρ εβηηυίη ΒΙοβύνοοιζίβηιηρ 

— 0 ο 11 β 9 θ υβη ΤοβζίοίιΙ ορ όβ Ζοτ^νοτζοΥβόη^βο οΓρβηβη (προβλεπόμενο στο Νόμο ΒΙΟ, ύρθρο 14 § 2ο} 

— ΖίβΚθηίοηύίβη (Ταμεία Υγείας) 

- ΝβεΙβΓΐ 3 η(ΐ 5 β ΤΓ 3 η 3 ρΐ 3 ηΐ 3 ΐίβ 3 ίίοηιίη 9 (ΝΤ3) 

— ΡΙβ9ίοη3ΐβ ίηεϋββΐίβοφβηβη (ΒΙΟ'β) (Περιφερειακοί φορείς αξιολόγησης αναγκών).ΧΙ.ΕΝ, 


XI. ίΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 
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Ολοι οι οργανισμοί μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα που υπόκειντσι στο δημοσιονομικό έλεγχο του 
ΡΐθοηηυηςβΙκιί (Ελεγκηκού Συνεδρίου). 

XII. ΠΉΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Κατηγορίες 

— ΙπϊΙίΙυΙοί ρύίίΙίεοβ 5βηι οβτύςΙβΓ οοιηβΓαοΙ ου ίηύυίΐπβΙ (δημόσιοι φορείς χωρίς εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα), 

— δβινίςοί ρύΟΙίοοί ρβΓκοηοΠϊΡίΟί (δημόσιες υπηρεσίες με νομική προσωπικότητα), 

— ΡυικΙβςίβε ρύόΐίοβί (δημόσια ιδρύματα), 

— Ε$ΐ3ί>θΙβείιη6ηΙο$ ρύόΐίαοΐ δβ βηοίηο, ίηνβΒΐί33<;δο αίβηΙίΓιοα ο ΐαύδο (δημόσιο ιδρύματα εκπαίδευσης, 
επιστημονικής 

έρευνας και υγείας), 

XIII. ΙΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Οι δημόσιοι ή ελεγχόμενοι από το δημόσιο οργανισμοί ή επιχειρήσεις που δεν είναι βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα. 
ηί. ΓΓΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 

Ολοι οι μη εμπορικοί οργανισμοί των οποίων οι δημόσιες συμβόσεις υπόκεινται στον έλεγχο της εθνικής υπηρεσίας 
δημοσίων συμβάσεων. 

ΧΥ. ΣΤΟ ΗΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Οργανισμοί 

— ϋθϊίρΓ ΟαυηεΙΙ, 

— Ι-!β3ΐ1(ι Βπά ΒβΓβΙγ Εχβουίίνβ, 

— ΝαΙίοπΗΐ βο$β8Γθίι ΟβνβΙοριπβηΙ Οοτροταΐίαπ, 

— ΡυύΙίο ΗεΒίΙίι ίβδοταΙοΓγ δθΓνίοβ ΒοΒπί, 

— ΑάνΙεοιγ, ΟοπαΙίβΙίοη Βπό Ατόίΐτβΐίοη ΒβτνΙαε, 

~ Οοππηίίίίοη (οτ ίΐτβ Νβνι Τοντακ, 

— ΝοίΙαηαΙ ΒΙοοά Αυίδοπίγ, 

— ΝΒΐΙοαβΙ ΡίνβΓί ΑυΙίιοΓίίγ, 

— 3οοΙΙΐ5ίι Επίβίρτίεβ. 

— δοοίΐΐβΐι Ηοιπβϊ, 

— νΥβΙδίι Οενοίοραιβη! Αήθπογ. 

Κατηγορίες 

— ΜΒΐπίΒΐηβδ ϊοίιοοίΒ (επιχορηγούμενα σχολεία), 

— υηΙνεΓϊΐΙΙβε από ΟοΙΙβρβε Γιηβησβά ίοτ Ιίιβ ιποεί ρ3Γΐ όγ οΐίιβτ οοηΐΓβοΙΙπρ αυίΐιοπίΐβέ, (πανεπιστήμια και 
κολέγιο 

χρηματοδοτούμενα κατά το πλείστον από άλλες αναθέτουσες αρχές), 

— ΝΐΙίοηαΙ Μϋοβυιπβ αηά ΰθΙΙβπβέ, (εθνικά μουσεία και πινακοθήκες), 

~ ββ3β8Τ0ίι ΟουηοίΙβ, (συμβούλια επιστημονικής έρευνας), 

— Ρίτβ ΑυΙίιοΓίΐίβϊ, (πυροσβεστικές αρχές), 

— ΝβϋοηβΙ ΗβΒΐΐμ δβτνίοβ δίτΒίβςΙο ΗββΙΙή ΑαΙίιοάΙΙβέ, (στρατηγικές αρχές υγείας του ΝαΐίοπΒΐ ΗβοΙΚι δοΓνϊοο), 

— Ροίίοβ ΑυΙδοτίΙΙβί, (αστυνομικές αρχές), 

— ΝβνιίΤοννπ ΟβνοΙορτπβηΙ ΟοφΟΓΒΐίοπέ (φορείς ανάπτυξης νέων οικισμών), 

— υτόβπ ΟβνβΙορηιβηΐ ΟοτροταΙίΟΓίΒ (πολεοδομικοΙ φορείς). 
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ΓΕΙβΙ 

Ιθ5 Ε0ηΐΓΠυη3ϋ(έ5 

Ιβ$ οοΓππηΙββΙοπβ 

€0ΓηΓηυπ3υ(3ΐΓβ3 

Ιββ ΓάθΙΟΠΒ 

1θ9 ριΐινΙηοεΒ 

ΙβΒ ΰΟΓΠΠΊυηβΒ 

(95 οβηΐΓββ ρυϋΙΐΡΒ ι1'3ίΐΙθ 
5Ο0ΐ3ΐβ 


Ιβ3 ί3))Γΐ(|υθ5 (Ι'^ΙΙβθβ ε( Ιθ$ 
0Γ93-ηΐ9Γηβ5 οΜβΓςέΒ (Ιο |3 
9θ9ΐίαη ϋυ ΙβτπροΓβΐ ΰββ 3υ{Γβ9 
οοΙΙβΒ ΓβΒοη-ηκΒ 


~ Ιθ3 50ΰΙέΙέ3 (1β 

<1ένβΙορρθπιβη( Γέ 

^ίοη^I 

— Ιθ5 ροΙΡθΓβ βΐ νν3ΐβΓίΠ9υ63 

— |08 αοΓΠΐΙέί ϋβ ΓθπίθΓπΙΐΓβΓπεηΙ 
Ρε3 

1>Ιθηβ η^ίΒυχ 

— ΙβΒ ΖΟΙΊΘ9 ύΒ ρΰΙίεβ 

— Ιθ£ ΒΒΒΟείΒΐίοΠΒ ΤΟΓΓΠ^βΒ ρΞΓ 
ρΐυ- 

ΒίβϋΓΒ ϋβΒ ρουνΟίΓΒ 

β(ί|ίΐ(ϋΰ3ΐΒυΓ9 

0 ί-{ 1 θ 35 Μ 5 . 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 


ΚΕΝΤΡΙΚΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕ! ΑΡΧΕΙ (’) 


ΕΕΛΠΟ 
— Ρβ δΐ33( 

— Ρθ 9βΓΠθβηΒα1ΐθρρβη 
— Ρ6 

9ΒΓηββη5εΡ3ρΒεοΓΤΊΠιΐΒ5ΐ 

03 

— Ρβ 9ενν03ΐθη 

— Ρθ ρΓονίηοίβΒ 

— Ρθ ρθΓΠΒβηΙβη 

— Ρβ ορβηΡ3Γθ οθπΙγβ νΟΟΓ 
ΐη 33 ( 30 - 

ίΐ8ρρθ«)1( ν¥β(ζ))η 

~ Ρβ ΚθΓΐ(ί3ΡΓΐθΙ(θη βη Ρβ 
ΙηβΙθΙΙΙη- 

ββη Ρίβ ΡβΙθβΙ ζΐίη ΓΠβΙ ΙΐβΙ 
ΡβήθβΓ 

ν3π Ρβ ΐ0ΓηροΓ3ΐ'βη ν3η Ρβ 
βΓΚβη- 

Ρβ βΓβΡίθΠΒίβΠ 


— Ρθ 9βννβ3(βΙΙ(|ςβ 

οη(«ΐΙ<ΚβΝη9- 
3ΓΤ133ΐ80^ΞρρΙ|βΠ 

— Ρε ροΙΡβΓβ βη 
νϊ3ΐβπη9θη 

~ Ρβ 

ΓίΐίΙνβΓίονβΙίηρββοΓηΚβΒ 


— Ρβ ρθΙΪΙίβΖ0Π63 

Ρβ νθΓβηί 9 ΐη 3 θη 9 βνοπηΡ 
Ροογ 

ββη οί ιπββΓΡβΓβ 

3βπ6β3ίβΡθηΡβ 

ονβΓΡθΡβη ΡίΒΓΡανβη, 


το Κράτος 

— 0( γΑωοσικές 

κοινότητες 

— ΟΙ κοινοΓικίς 

ετητροττίς 

— οι ττεριφέρειες 
— ΟΙ επαρχίες 
— ΟΙ δήμοι 

— τα Δημόσια Κέντρα 

Κοινωνικής 

Αρωγής 

— τα ενοριακό συμβούλια των 
εκκλη 

αιών και οι φορείς οι 
επιφοριισμέ 

νοι με τη βιαχείριαη των 
κοσμικών 

αγαθών των άλλων 

αναγνωριομένων 

θρησκευμάτων 

— οι εταιρίες 

ττεριφερειακής 
ανάπτυξης 

~ οι αποστραγγκτίικοί 
οργανισμοί 

— οι ετπιροτιΐς αναδασμού 
γεωργικών 

γσιών 

— οι αστυνομικές ξώνες 

— οι ενώσεις δύο ή περισσότερων 
από 

τους παραπάνω σναθέτοντες 
φορείς. 


ΜΝΙΑ 

ί, ΡοΙΚβΙίηθβΙ — Κοινοβούλιο ίϋ93Γθνίείοη0π — Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο 

2. δΐ3ΐ3ΐπίπί3ΐβΓΐβΙ — Προεδρία Κυβερνήσεως 

3, υΡβηπ93ΓΐτίηίΒΐΕηβΙ — Υπουργείο Εξωτερικών 

4- Ββ5ΐοβηίρβΐ3β3τηίηί8ΐβτίβί — Υπουργείο 5 διοικήσεις και οργανισμοί 
Απασχόλησης 

5 0θΓη3ΐοΐ83ΐγΓβΐ3θη — Διοίκηση Δικαστηρίων 5 5ΐγΓβί3βΓ09 ίηβίίίυΐίοηβτ — 5 διοικήσεις και 

6 Ρίπ3η3ΓΠΐηί3ΐεπβ1 — Υπουργείο Οικονομικών οργανισμοί ΑάβλΙΙΙίρβ ΐη3ΐίίυ(ίοηβτ — Διάφοροι 

7. ΡθΓ3ν3Γ3πιίπί8ΐθηβ( — Υπουργείο Αμυνας οργανισμοί 

8. ΙηΟβπΓίρε- ορ θυηόΙίΕΟκΓηίηί^ΐβΓίβΐ — Υπουρνεϊο Εσωτερικών και Υγείος- ΑάβλΙΙΙΐρβ 5ίγτβΐ£βΓ 09 ίηβΙίίυΙίσηβτ, 

ίΐθΓαπΟβΓ δΟΙβηε δβαΐΓπ Ιπβϋΐυΐ — Διάφορες διοικήσεις 
και ορνανιαμοί. μεταξύ άλλων το δΐΗΐβπβ δβτυιπ 

9. όυβΙίίβτττίπίΒίθΓίβΙ — Υπουργείο Δικαιοσύνης 

10 ΚίΛβατίηίείβόβί — Υπουργείο Εκκλησιαστικών 
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11. ΚυΙΙυπηΙηίδΙθίΙβΙ — Υπουργείο Πολιτισμού 

Π. ΜίΙ] 0 Πΐ(ηΐ 8 ΐΘΓΐβΙ — ΥττουργεΙο 
ΠεριβάΜοντος 


ηίβεροΙΙΙίοίΐθίθπ. 2 άΙτοΚΙσιπΙβΓ βειπιΐ θ( βηΐοΙ εΙγτθΙββΓ 
— Εθνικό Αρχηγείο Αστυνομίας, 2 Γενικές Διευθύνσεις 
και διάφορα τμήματα 


10 βΙΙΛδβνΓίρΙιβάθΓ — 10 ετπσκοπικές αρχές 

Οβρ3Γΐ0ΓηβίΐΙ 53[τιΙ θΐ 3ηΟΙ 3ΐ3ΐ8ΐη3ΐΙΙυΒοηβΓ — Ένα 
τμήμα και μερικοί κρατικοί οργανισμοί 

β βΙγΓθΙεθΓ — β διοικήσεις (τμήματα} 

(') Γη τους ετκοττούς της τταρούσας οδηγίας, ΐιΐς «««■ «κκκεντρικίς κυρερντιηκες αρχέ^ » * » » » νοούνται οι αρχές 

_|ΐνη|ΐηντύηιπτη ΕνδεικάκΟ στο ττσ^ν παράρττημα και, στο μέτρα δε ττου έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροττοττοιήσεις ή 

τροπολογίες σε εθνικό επίπεδο, οι οντότητες ττου τις έχουν βιαδεχβεΙ. 
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13 ΜΙηί^ΙεηβΙ ίΟΓ Ι^Ιχοίπίπ^β, ΙπνεηιΐΓβΓβ 09 Ιη)ε9Γ3ΐίαη 1 3ΐχΓεΐ5β — 1 διοίκηση 
(τμήμο) —ΥποοργεΙο Προσφύγων, Μεταναστών και Ενσωμάτωσης 

14. ΜίηΙεΙθπθί ΡαάβνβΓθΓ, Ι^ηάδηιρ οθ ΡΙβΚθγΙ — 9 άΐΓβΙ(1αΓ3(θΓ 09 ΙΠ5(ΙΙυ(ίοηεΓ — 9 γενικίς 

διευθύνσεις και 

Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας κεα Αλιείας οργεινισμοί 

15. ΜΙηΙεΙθΓίθΙ Τογ νΐάβηεΙοΙ), ΤβΝηοΙορΙ 09 ίιειιιηάβΓ ΑάεΚίΙΙίςβ εΙγΓοΙεβε ος ΙπΒΐΙΙυΐίοηοΓ, 
ΡοΓ5ΐ(ηΙη93θοη1βΓ 

υύνΙΙΐΙίης — Υπουργείο Εττιστημών, Τεχνολογίας και ος ΒΙαΙβηε υεΙάθπηθΙίβίΙίγΗπίηςεΓ — Διάφοροι 
φορείς και 

Καινοτομίας οργανισμοί, μεταξύ άλλων το Εθνικά Εργαστήριο του 

ΠΙΐοε 

και τα Εθνικά Ιδρύματα Έρευνας και Κατάρτισης 

16. βίοΚΒΓτιίπίίΙοηβΙ — Υπουργείο Δημοσίου Θησαυρού 1 ΕΐγτβΙϊο 09 ίηβΙΚυΙΙοηβΓ — 1 τμήμα και διάφοροι οργα¬ 

νισμοί 

17. δοοίοίηίηίβίβτίθΐ — Υπουργείο Κοινωνικών Υποβίειεων 3 βίγΓοΙβτ 09 ίοΒηΐυΙίοπθΓ— 3 τμήματα και μερικοί 

οργανισμοί 

18. ΤΓ3Βΐ4ΓΠίηΙβ(0ΤίβΙ — Υπουργείο Μεταφορών 12 τμήματα και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το 

0ΓΒ3υη05ί>ΓθΚθΠ5ΟΤΐίθί 

ί9. υηάβΓνίίηίηρβΓΠΙηίβίβΓίβΐ — Υπουργείο Παιδείας 3 τμήματα. 4 εκπαιδευτικά ιδρύματα και 6 άλλοι φορείς 

20 ΒΚοπογτιΙ- 09 ΕτίινθΓνβΓπίηΐΒίβΓίβΙ — Υπουργείο Εθνι- ΑάίΙϊΜΙίρβ ΒΐγτθΙβοτ ος ίπδΙϋυίίοηβΓ — Διάφορα 
τμήματα 

κής Οικονομίας και Επιχειρήσεων και οργανισμοί 


ΟΜΟΪΠΟΝΔίΑΚΗ 

Αυβννθτΐϊθββ Αγπ( 

ΒυηάββπτΙπΙβΙβτίυπι είβ3 ίηποπι (ηυτ ζΙνίΙβ ΘΟΙοτ) 

8υτκ1β3Γπίηΐ5[0ΓΐυΓη άβτ ϋυβίίζ 
Βυπάβ3[ηίηί3{6ΓΐυπΊ άβΓ Ρίηβηζθπ 
ΒυπεΙ«3ΓηΙηί3ΐ3τΙυπι Κίτ νΥίτΙεοίτβη υηά Ατάοΐί 


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "ΠΗί! ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
Ομοσπονδιακά Υπουργείο Εξωτερικών 
Ομοεπτονδιακά Υπουργείο Εσωτερικών (μόνον αγαθά μη 
ειτρατιωιικής χρήσης) 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών 
Ομοσπονδιακό Υττουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας 


ΒυηάΒ8ΐτιίηί3ΐβπυΓτι ίϋτ νβΓΡΓσυοίιβτβοόυΙζ, Ετπάίιιυηρ υπό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Προστασίας ταυ 
Καταναλωτή, 7ρο. 

ίαπάτνίΓΐΒοίιαη φίμων και Γεωργίας 


ΒυηάββΓπίηίβΙοΓίυη άβτ νβΓίοίάίςυπς (Κβίηβ Γπίΐίΐότΐίοίΐθπ 
στρατιωτικής 

ΟΟίβΓ) χρήσης) 


Ομοσπονδιακό Υπουργείο Αμυνας (όχι αγαθά 


Βυηϋβ3ΓηΙηί3ΐΒπυπι Κίτ ΡοιηΙΙίθ, δβπίοΓβπ, Ρτουβη υηά 3υ- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, 

Ηλικιω- 

9Θ00 μένων, Γυναικών και Νέας Γενιάς 

ΒυηάβΒΐπίπίΒίβΓίυητ ίϋΓ ΟββυικΙίιβίΙ υπό δοζίυΐβ Βίοίιοτίιοίΐ Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΒυηάθΒίτιίηϊΒίθπυπι ίΰτ νβτΚΒίιτ, Β3υ- υηΰ ννοίιουηςκνίβ- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Οικοδομών 
και Ιτέ- 

3ΒΠ γης 

Βυηΰθ3ΐΉίπί3ΐβΓίυΓϊΐ ίϋτ υπιννβΙΙ, Νοίυΐϊοίιυΐζ υπό ΚοθΜογ- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιθΰλλοντος, 
Προστασίας της 

βίοέΐθίΐΐθίΐ Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας 


ΒυηάοδπιΙηίδΙθΓίυΓη ίϋτ Βίίάυηρ υπό ΡοτεοΓιυπρ 


Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας 


Βυηάβ3Γηίηί5ΐβηυιτι ίϋτ νείΓΐΒοίΐΒίΙΙίοίΐθ Ζυ53ΓπΓηοπ3ΓόβίΙ Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανά- 

υηό ΕηΙννΙοΙ(Ιυη9 τπυξης 


1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
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2. Υπουργείο Εξωτερικών 

3. Υπουργείο Οκονομίας και Οικονομικών 

4. Υπουργείο Ανάπτυξης 

5. Υττουργείο Δικαιοσύνης 

6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμύπων 

7. Υπουργείο Πολιτισμού 

8. Υττουργείο Υγείας — ΠρΟνοισς 

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων 

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Αοφαλίσεων 

11. Υπουργείο Μεταφορών και Ετπκοινωνιών 

12. Υττουργείο Γεωργίας 

13. Υπουργείο Εμττορικής Ναυτιλίας 

14. Υπουργείο Μακεδονίας — Θράκης 
13. Υπουργείο Αιγαίου 

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
ΐ8. Γενική Γραμματεία Ισότητας 

19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

20. Γενική Γραμματεία Αττόδημου Ελληνισμού 

21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

22. Γενική Γραμμστ^α Έρευνας και Τεχνολογίας 

23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 

25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υττηρεσίας Ελλάδος 

26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας 

27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 

28. Εθνικό Τυπογραφείο 

29. Γενικά Χημείο του Κράτους 

30. Ταμείο Εθνικής Οδοττοιίας 

3 ]. Εθνικό Καττοδιστριακό Πανετπστήμιο Αθηνών 

32. Αρστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

35. Πανετπστήμιο Ιωαννίνων 
3ί». Πςρ/ετπστήμιο Πστρών 

37. Πσνετπσιήμιο Μακεδονίας 

38. Πολυτεχνείο Κρήτης 

39. Σιβιτσνίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 

40. Α;ν)νήτειο Νοσοκομείο 

41. ΑρεταΙειο Νοσοκομείο 

42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκηοης 

43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε, 

44. Ορνανισμι^ Γεωργικών Ασφαλίσεων 

45. Οργα\π«::η]ός Σχολικών Κτιρίων 
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46. Γενικό Επιτελείο Στρατού {') 

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (’) 

41. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας {’) 

49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενίργειας 
30. Γενική Γραμματεία Εκπαίόευσης Ενηλίκων 


ίΕΠΑΝΙΑ 


ΡΓβείόαηοία όβΙ ΰοόίβτηο 
ΜΙηίεΙοτΐο ό6 ΑβυηΤοε ΕχίβΓίοΓβε 
Μίηίείβπο Ρο ^υ$(ίοία 
Μίηίείβτίο Ρε Οβίθηεβ 
Μίηίείθτίο Ρβ ΗβοίβπΡε 
Μίπίεΐετίο Ρο ΙηΐΒΓίοΓ 
ΜίηίεΙβπο Ρε ΡαπίΕπΙο 

ΜίπίεΙβηο Ρθ ΕΡυοβοίόη, ΟυΚυτα γ 

ΟεροΠΕί 

ΜίπΙείΒΓίο Ρθ Τγ3Ρ3]ο υ Αθυηΐοε δοοίαίαε 
ΜϊηίεΙθΓίο Ρθ ΑρπουΙΙυτΒ, Ρβεοα γ 

ΑΙίπίθηΙΐοίόη 

ΜίηίείθΡο Ρθ Ια ΡΓεείΡθηοία 
ΜίηίεΙθΓίο Ρβ ΑΡηιίηίθίΓΒοίοπβε ΡύΡΙΙοαθ 
ΜίηίεΙθΓίο Ρβ δαηίΡαΡ γ Οαηθυιηο 
ΜίηίεΙβΓίο Ρβ ΕοοηοιηΙα 
ΜίηίείβΓίΟ Ρβ ΜβΡίΟ ΑπιΡΐβπΙβ 
Μίηίϊίβπο Ρβ Οίβηοία γ ΤβοηοΙορΙα 


Προεδρία της Κυβερνήσεως 

Υπουργείο Εξωτερικών 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Υπουργείο Αμΰνης 

Υπουργείο Οικονομικών 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Υπουργείο Χωροταξικής Ανΰπτυξης 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων 

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής 
Υπουργείο Προεδρίας 
Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης 
Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας 


ΓΑΛΛΙΑ 


1. Υπουργεία _ ΜίπίθΙοΓβ άβ Γβοοίοηίβ θ1 Ου άβνθίορρβπτβπί 

— 3βΓνίο65 άυ Ρτβπιίβτ Γπίπϊείτβ άυΓίόίβ 

ΜίηίθίόΓβ άβε θέίαίτβθ έίτβορόΓβθ — ΜΙπίεΙέΓβ όβ Γέοοηοιπίβ, άβϊ ίίηβηοβε βΐ όθ 

-- ΜίηίίΐόΓβ άβε αΚαίτβε εοοίαΙβε, άυ (τονβίί β( ί'ίπάυθίΓίβ 
(Ιβ ίβ 

εοΙίάβΓίίό 

— λΙίηίείόΓβ άβ Γ39παϋίΙυΓβ, άβ ί'ΒίτπτβηίβΙίοη, Ρθ Ια 
ρόο- 

Ιτβ θ( άβθ θίίβίτβθ ΓυΓ3ίβ$ 

— Μίηίεΐέτβ άβ Ια ουίίυτβ βί άβ ί3 αοΓηητυηίοθΙίοη 


— ΜίηΐεΙόίβ άβ ίβ Ρβίβοεβ 
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— Υιιηρεοΐες ΠρωθυπουργοΟ 

— Υπουργείο εξωτερικών 

— Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας και 
Αλλη 

λεγγύης 

— Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής, Αλιείας και 
Υπαίθρου 

('] Μη ττολερικΟ υλικΰ ττερΙ ταυ οποίου ιο Ποράριημσ V 
—Μί η ϊβ ΐάτ β εΐβ Γέηυίρθιηβηΐ, (Ιθο {ΓβηοροΓίο. <1υ 
Ιοςβ- 

ητβπΐ, εΐυ (ουηοηηβ βΐ (ίβ ΐ3 ΓΠβΓ 

— ΜΐηΐοϊθΓθ <16 Ι3 έοηοΐίαη ρυϋΙίειυβ, (ίβ Ιβ τέίοηπβ 

(1β 

ΓΕίβΙ θ) (ίβ ('βπιόιιβ^βιπβηΐ <ίυ ΙβΓπίοίΓβ 


— ΜίπίοΙΔεβ ιίβ Ι'ίηΐέΓίβυΓ, Ρβ Ιβ βΔουτίΙέ ίηΙέηευΓβ β( 
(1β9 

ΙίήθΓΐέ5 ΙοοβΙβ$ 

~ ΜίηίβίθΓβ (ίβ Ιβ ίυείΐσβ 

~ ΜΙπΐβΙθΓβ (ίβ Ιβ ]βυηβ55β, (ίβ Γέ(Ιυο3(Ιοπ ηβΙΙοποΙβ 
β( (ίβ Ιβ ΓβΟΐΊβΓΟίΐθ 

— ΜίηΐΒίέτβ (ίβ ΓουΐΓβ'ΐπβΓ 

— ΜΙπΙβΙΔγθ (ίβ Ιβ Ββηΐθ, (ίβ Ιβ (αιτιίΙΙβ β( (Ιββ 
ρβΓβοηηβ® 

ίιβΓκίίοορέβΒ 


— Υπουργείο Πολιπσμού και Επικοινωνίας 

— Υπουργείο Αμύνης (’) 

— Υπουργείο Οικολογίας και Αειφόρου Ανιίπτυξης 

— Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Βιομη 

χονίας 


— Υπουργείο Εξοπλισμού, Μετα(ρορών, Οικισμού, 
Τουρι 

σμού και Θαλασσών 

— Υπουργείο Δημιίσιας Διοίκησης, Μεταρρύθμισης του 
Κρή 

τους και Χωροταξίας 

~ Υπουργείο Εσωτερικϋτν, Εσωτερικής Ασφιίλειας και 
Τόπι 

κών Ελευθεριών 

— Υπουργείο Δικαιοσύνης 

— Υπουργείο Νέας Γενιάς, Παιδείας και 
Ερευνας 


— Υπουργείο Υπερπόντιων Περιοχών 

— Υπουργείο Υγείας, Οικογένειας και 

Αναπήρων 


— ΜίπίδίάΤβ άβί 5ρθΓΐ3 
Γ) Μη ττοΑεμικΟ υΑικΰ. 


— Υπουργείο Αθλητισμού 


Ζ Εθνικιί δημάσια ιδρύματα 

— Αοαάάιπίβ άβ Ρταηοβ ά Ροπιβ 
~ Αοβίίέπιίβ (ίβ Γπβήηβ 

— Ασβιίέιπίβ ύβε βαΐβηι^Β ά'ουίτβ-πιβΓ 

— Αρβηοβ (»πΐΓ3ΐβ (ίεβ οτρβηίβπιβε Οβ εέουπίβ εοοίαίε (Α0035) 

— Αρβπί^β ηβΙίοηβΙβ ρουτ ΓβιπέΙίοίβΙιοη (ΙβΒ οοηιίίΐίοηο Ρε ίτβνοίΙ (ΑΝΑΟΤ) 

— Αρβηοβ ηβΙίοηβΙβ ροατ ΓβΓηβϋοταΙίοη Ρβ ΓΙιβΡίΙβΐ (ΑΜΑΗ) 

— Αρβηοβ ηβΤίοηβΙβ ρουτ ΓίηΡβπτηίΒβϋοη ύβε ίτβηςβίΒ Ρ'ουΙτε-ιπβτ {ΑΝΙΕΟΜ} 

— ΑδεεπιΡίέβ ρβπηβηβηίβ άβΒ οδβιτιδΓβδ Ρ'39τίουΙ1υτβ (ΑΡΟΑ) 

— Βίδ1ίο(ίΐ0(τυβ ηοΙίοηβΙε Ρβ Ροποβ 

— ΒώΝοΙΡθίτυβ ηοΐίοπαΐβ εΙ υηίνβτϊίΐβίτβ Ρβ 3ίΓ35δουΓ9 

— ΒίδΙίοΐίτέειυβ ρυΡΓιηυβ Ρ'ίηίοτΓΓΟίίοη 

— 03ί$$β Ρε$ ΡβράΐΒ βΐ αοπίίρπβΙίοπΒ 
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— 031556 ηβΙίοηβΙθ ΐ1β5 3υ(0Γσυ1β3 (ΟΝΑ) 

— 081386 πβΐίοηβΐβ ΓηίΙίΙβίΓβ (]β βέουπΙέ 5οεί8ΐβ (ΟΝΜ88) 

— ΟβηίΓβ ΰ65 ιηοηυηίΐ6η(5 ηβΙίοηβυχ (ΟΜΝ) 

~ 081856 (16 99Γ6η(ί6 Ιθ9β(η6ηΐ ΙαςβΙίΤ 5οα3ΐ 

— 0858 <Ιθ νβΐ8591)βΖ 

— 06Π(Γ6 (Ι'βηββίξιηβιηβηΙ ζοοΙβΕ^ηίςυβ 

— Οθπ1γ 6 (Ι'ό(υ<ίβ5 (1υ Γηίΐίβυ βΐ άβ ρέ(ΐ39α9ίβ βρρΙίςυέβ ΐΐυ ΓπίηίβΐέΓβ <1β Ι'βρΓίϋυΙΙιΐΓβ 

— ΟθΓϊΐΓΘ (1'έ(υ<1β$ 86ρέΠ6υΓβ5 (Ιβ 3έθϋΠΐέ 30εί3ΐ6 
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— ΟβηΐΓβΐ []θ ^οιτηβΙΙση ρΓ0ίβ53ΐοηπβΙΐ6 ΒρπαοΙβ 

— ΟβηΐΓβ η3(ίοη3ΐ (Ι'βΓΐ Θ1 ύβ ευΚυΓβ ΟβθΓρθ5 ΡοπΊρΙοΙου 

— Οβηΐτθ πβϋαηΒΐ εΙθ Ι3 εΙπέπΊβΙορΓ^ρίΊΐθ 

— ΟβηΐΓβ πβΙίοηΒΐ (1'έ(υ(1β& θ( άβ ίθΓ[Τ)3(Ιοπ ρουΓ Γθηίίιποθ ΙηθύθρΙέε 

— ΟβηΐΓβ πεϋοηεΙ ΐ1'6(υ(1θ3 β( ά'εχράΠΓπβηΟΙίοη Ρυ πίΒεΡίπίεΓηβ β^ΝοοΙθ, Ρϋ ρέηΐε Γί^Γ^I, Ρβ; εβυχ β( <1θ5 
ίΟΓβΙβ 

(ΟΒΜΟΡΕΡ) 

— ΟεηΐΓΒ ηαίίοηεΙ (Ιθ3 ΙβΟΓθΒ 

— ΟβηΐΓΒ ΠΒΐΙοπΒΐ <1β (ΙοεϋίηβηΙαΙΙοπ ρέϋΒρορίριιβ 

— ΟΒΠΙΓΘ ΠΒΙΙοΠβΙ Ρβ5 ΟβυνΓΘΒ υηΙνβ)3ΐ(ΒΐΓβ5 θ( 500ΐ3ΐΓβ8 (ΟΝΟυβ) 

— Οθπίτβ ΐΊ 0 $ρΙΟ 1 ΙθΓ (1β3 ΟϋΙηζβ-νίποΙβ 

— ΟβηΐΓΒ ηρΐίοηρί Ρβ ρΓΟΓΠοίίοη γογθΙβ ϋβ ΜβΓΓΠίΙΙΐΒΐ 

— €βη(τθ9 (Ι'έάυΰαΙΐοη ρορυΐΒίΓβ β( Ρθ βροίΐ (ΟΙΐΕΡβ) 

— ΟθπίΓΒβ ΓέρΙοηθίιχ Ρββ οθυντβΒ υηίνθΓείΐΒίΓβδ (ΟΡΟυδ) 

— Οβη(Γθ3 ΓέρΙσπευχ Ρβ <3 ρΓορΓίάΙ^ ίοηβ^Ιί^ίε 

~ ΟβηΐΓΘ Ρβ 3έΡυΓΐ($ ΒΟΟίθΙθ Ρβ3 ΪΓΒνΗίΙΙεΟΓβ ηΐ1θΓ3πΐ3 

— ΟΟΓηΓπΙβδΙοη Ρβε ορύΓΒΐίοπΒ Ρθ &ουΓ8β 

— ΟοηββΙΙ ευρέΓίεϋΓ Ρε Ι3 ρΰβΡε 

— ΟοηΒβΓνΒίΟίΓΘ Ρθ Γθ8ρ306 ΙίΡΟΓβΙ βΐ Ρβ 5 Γίν 39 β 3 ΐ38υ3ΐΓΘ5 

— ΟοΓΒβΓνεΐοίΓβ η3ΐΙοπ3ΐ ΒυρέΓίβυΓ Ρβ ηιυδίςυβ Ρβ ΡβγΙβ 
~ 0οπ3βΓν3ΐοΐΓβ ηβΐίοπθΐ βυρέπβυΓ Ρθ Γπυείρυε Ρθ ί/οη 

— €οπ58Γν3ϋοΐΓθ ηθΜοηθΙ ίυρέπθυΓ Ρ'θΐΐ ΡΓ3Γτΐ3[ίςυθ 

— έοοίθ ΰθπίΓθΙθ — ί^οη 

— έθΟΙβ 0θη1(3ΐβ Ρθ5 ΘΓ(3 θ( ΓΙ13Πυίθ0(υΓβ3 

— ΕθοΙθ Ριι ί-ΟυνΓβ 

— έοοίθ ίΓ3ηρ3Ϊ3θ Ρ' 3 ΓθΡέθΙθ 91 β Ρ’ΑΙΡΡηθ 5 
■ έθοίε (^^ηφ^I8θ ΡΈχίΓθιηβ-ΟΓίβηί 

— έοοίβ (Γ3ης3ί3θ Ρβ Ροιηβ 

— έοοίθ Ρθ3 Ρ3ΐιΐβ5 ήΐυΡββ βη βαβηοβε 3οα3ΐθ3 

— έοοΙβ η3ΐ(οη3ΐθ Ρ'3Ρίτιίηί5ΐΐ3ΐίοπ 

— ΕοοΙβ Πθϋοπθΐβ Ρβ Γ3ν)3ίϊοπ θίνίΐβ (ΕΝΑΟ) 

— έοοίθ πθΙίοηΒΐβ Ρβ3 ΟΡθΠβε 


έοοΙβ ηθΜοηθΙβ Ρ'βρυίΐ3(ίοη 
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— έΰοΐβ η3ϋοη3ΐθ οΐυ αόηίβ ιλιγ^Ι εΙθ» ββυχ βΐ €ΐβ5 ίθΓδΐ5 (ΕΝΟΡΐΕΡ) 

— 6οο1β8 ηίΙΙοΓβΙββ ()Ίη 06 ηίβυΓ 3 

— έοοίθ η3ΐίοπ3ΐβ ΐΙΊη 06 ηΙβυΓ 9 <1β3 ίοε^ηίςυβΐ ίηιΙυβΙΓίΒΐ 89 ^οοΙβ£ 0ί αΙίπιβπΟίΓβκ 

— έοοίβί πΕίΙοπίΙβ® ϋ'ίπθέηΙβυΓΒ ίβ® (Γβνβυχ ΒςιΙοοΙβ® 

— ΕΰοΙβ πΕίίοπβΙβ ιΐυ 06 ηΙθ άβ Ι'βΕίΐ β) ϋβ ΓβηνίΓοηηβΓηβηΙ (ίο 3ΐΓ33ΐ>ουΓ9 

— έεοΙβ ΠΕίΙοηβΙθ ύβ 13 ιτ)3ςΐ5)Γ3(ίΐΓβ 

— έοοΙβ* η3ΐΙθΓΐ3ΐβ5 ύβ 13 Γη3Τίηθ ηβίοΐιβηΰβ 

— έεοΙβ η3ΐίσπ3ΐβ (Ιβ Ι3 ®3η(έ ρυύΙΙηυβ (ΕΝ8Ρ) 

— ΕεοΙβ ηβΐίοηαΐθ ιίβ 5Ι(Ι β( ύ'ΐΙρΙηί^Γπβ 

— έοοίβ ηβίίοπΒΐβ ίΡρήΓίβΡΓβ ΒΟΓοηοΓηίςυβ — ΜοηΙρβΗΙβΓ 

— έροΙβ ηβΙΙοΓβΙβ ίυρΐΓίεΡΓβ 80 ΓοηοηιΙρυβ — Κβηπρ® 

— ΕοοΙθ ηβΙΙΟηβΙθ εΡρέΓίβΙΙΓβ Ρθ 5 3Γ13 (ίΐΟΟΓΒΐίί® 

— έοοΙβ ηβΙΙοηβΙβ ςυρέπρυΓβ ΰβε 3ΐΐ8 θ> ίηΡυ9(Γΐ63 — 51ί·35ΡθϋΓ9 

— Εοοίβ Π3)ΙθΠ3[β 3υρέΓΐ3ΡΓ3 Ρβ® 3ΓΪ3 β( ΙηΡ3$(Γ(β3 ΙβΧΐΙΙβ® — ΡοϋΙΙΒίΧ 

— ΕροΙβ® Π3(ίθη3ΐβ® ®ΡρέΓΐβυΓ38 Ρ'31ΐ5 β1 ΙΤΙέΰΒΓ® 

— Ερρίβ η3ϋθΠ3ΐθ ΒΡρέΓίθΡΓβ Ρβ® Ρβ3ϋΧ-3Γΐ® 

— έροΙβ ΠΒίίοηβΙβ ΒυρΐΓίβυΓβ Ρθ3 ΡίΡΙΙΰΡιέορίΓθ® 

— ΕροΙο ηΒΐΙοηβΙβ βυρέΓίβυΓβ Ρβ ΕΡΓ3ΓΠΙρυ6 ΙηΡυ®Ρΐ3ΐΙβ 

— ΕροΙβ ηβΙίαηβΐΘ ΕΡρΡΠβυΓβ Ρβ Ι'ΡΙροίΓοηίρρβ βΐ Ρβ ϊβ® ΕρρΙίΡβίίρπ® (ΕΝ3ΕΑ) 

— ΕοοΙβ ηβΡοπΒΐβ 5υρήΓίβυΓ3 Ρβ® ίηΡυβΜβ® ΗρΓίοοΙβ® βΙίΓΠβΡίΒίΓβ® 

— έοοΙβ η3ΐίοη3ΐβ ίϋρΡηβυϊθ Ρυ ρβγββςβ 

— Εοοίβ® ΐΊ3Ραη3ΐβ® νΡΐέίίηβίΓβ® 

— έοοΙβ ηρίίοηβΐβ Ρβ νοϋβ 

— ΕϋοΙβ® ποΓτηρΙβ® ηρίΐοηβΐβ® Ρ'ΒρρΓβηΙίεκβςβ 

— έεοΙβ® ποιπιβίθ® ευρΡΡβΡΓε® 

— έοσΙβ ρ0^^1€^|Ίπί9ι|θ 

— ΕοοΙβ ΙβοΡπίροθ ρΓοίθϊείοηηβΙΙβ 39ΠοοΙβ βΐ (οτθοΙΙΡιβ Ρβ ΜβγιτίΕο (Οοηέζβ) 

— ΕοοΙβ Ρβ ε^ΙνίοοΙΙΡΓβ — Οίορη/ (ΑυΡβ) 

Εςχ)Ιβ Ρβ νΙΒουΙΙίίίβ β[ Ρ’οβηοΙθ 9 ΐβ Ρβ 13 ΤοιίΓ-ΒΙβηοΡβ (ΟίίοηΡβ) 

— ΕοοΙβ Ρβ νΙίίουΚυΓβ — Ανίζβ (Μ3Π1 β) 

— ΗήρΙ(3ΐ Π3ΐί0Π3ΐ Ρβ 33ίπ1-Μ3υποβ 

— Εΐ3Ρΐί®3βΓηβπΙ ηβϊίοπΒΐ Ρβ® ϊηνοϋΡβ® Ρβ Ι3 ιηΟΓΪπβ (ΕΜΙΜ) 
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— έΐίωΐίίβιηβηΐ η3(Ιοη3ΐ <131)ίθηί3ΐ33η3θ ΚαβηΙββννΒΓίβί 

— έο&ΙΙβΒβΓΠθΓΐ ϋβ ΓΊαΤίΓΐΒΕ <)'ουνΓ39β άβΒ (ΓβνβϋΧ εϋΗυπβΙϊ (ΕΜΟΟ) 

— έΟΝΙββθΓΠβηΙ ρυΐιϋο <1υ ιτιυΒόθ βΐ ΰυ ΰοηπΒΐηβ πβΙΙοπβΙ ιΙθ νβΓΒΒίΙΙβΒ 

— ΡοηιΙθΙΙοη θ3Γηβ0ΐθ 

— ΡοηϋθΒοη 8Ιη0β<-ΡοΙΐ9η3Ρ 

— Ροη<ΐ3 <1'3Ε(Ιοη ε( ι1ε ΒΟεΙΙεη ροεΓ 1Ίη(3θΓ3(ίοη β113 ΙυΚε εοηίΓε Ιβ£ ςΙΐΒΟΓίΓπΙηεΙΙοηΒ 

— Ιηβίίίυί <1β Γ61βν30β εΐ (1β ίπέίΙεοίΓε νέΙέΓΐπθίΓβ <183 ρ0/5 Ιτορίοβυχ (ΙΕΜνΡΤ) 

— ΙπεΙΪΙϋ) ΙοηζβΙβ Ρ'εΓεΙιέοΙοςϊε ΟΓίεπΙεΙε <1υ Οείπε 

— ΐΓΒΐΚκί 1 γ3π<^Ι 3 (Ιβ Ι'βηνίΓοηηθΓΓίθηΙ 

— ΙηεΙΙΙυΙ 96 α 0 Γ 3 ρ)ιΐ 0 εε πεΙΙοηεΙ 

— ΙηεΙίΙυΙ ΙπϋυΒίΓίβΙ ιΐϋ Νογ<1 

— Ιηεϋΐυΐ ηεΙίοηεΙ 39ΓοηοΓπί(|υε Ρε Ρεπε-ΟΓίρηοη 

— ΙηεϋΙυί πεΙΙοπεΙ (ΙεΞ ερρεΙΙθϋαηε ι1'ο<Ϊ0ΐπε (ΙΝΑΟ) 

~ ΙηεΙΙΙυ! ΠΒΐΙσηΒΐ (1'33(ΓθηθΓηΙβ β((1β ΒεορΜν3ΐ<]εε (ΙΝΑΟ) 

— ΙΠΒΐίΙεΙ η3ΐίοη3ΐ Ρβ 13 εοη30πΐ[Τ)3(ίαπ (ΙΝΟ) 

— ΙπΒΐίίυΙ ηεΙίαπεΙ <1'έ<1 υεεΙίοη ρορεΙείΓε (!ΝΕΡ) 

— (πΒΐίΙυΙ η3ΐίοπ3ΐ ΰ’έΐυίΐεβ {16ιηο9ί3ρ1ιΙςυ83 (ΙΝΕΡ) 

— ΙπβΙΚυ! η3ϋοη3ΐ Ρθβ ]0εηε3 ενευ^Ιεε — Ρβπβ 

— ΙπΒΐίΙυΙ η3ΐίοπ3ΐ ()ε3 ίβυπββ 3ουΓ(ΐ3 — ΒΟΓΰεευχ 

— ΙηβΙίΙυΙ ΠΒϋΟΓΟί (1β3 ^θυηβ5 3θυΓΐΐ3 — 

— ΙπΒΐίΙυΙ η3ϋοπ3ΐ Ρεβ ίθυηεβ βουπίβ — Μείζ 

— (ηβΙΙΙυΙ η3ϋοη3ΐ ϋβε ]βυη83 εουΓΡβ — Ρ3Π3 

— ΙπΒΐίίυΙ η3ΐίοπ3ΐ <1 ρ ρ3ΐηΓηο(ηβ 

— ΙηβΗΙϋΙ ηείίοηεΙ <1β ρίΐγβίρυε πυεΙέ3ίΓΒ β1 (1β ρήγβίρυβ Ρεβ ρΗΐΙίαυΙεβ (I Ν2.Ρ3ί 

— Ιηεϋΐεΐ ηεϋοηεΙ ςίε )β ρΓορΓίέΙέ ίηϋυείΓίεΙΙε 

— Ιη5ίί1υ1 η3ΐίοπ3ΐ ϋε τεεΙιεΓαΙιεε 3ΓθΙι6οΙθ9ίρυβ3 ρΓένεπΙίνθΒ 
~ ΙηεΙίίυΙ η3ΐίοπ3ΐ ιΐβ τεοΙιεΓοίιβ ρέ(ΐ 3909 ίρυθ (ΙΝΡΡ) 

— ΙΠδΙΪΙυΙ ηεΙϊοπΒΐ ιΐ83 5ρθΓΐ5 εΐ ϋε ΓέΰυοΒίίοη ρΡγίίςυε 

— ΙηεΙίΙυΐΒ π3ΐίοη3υχ ροΐγΐβοΐιηϊρυβε 

— Ιη3(ί(υ(3 π3<ίοη3εχ <183 ΒΟϊβηεεΒ 3ρρΜρυεε3 


— ΙηδΙίΙυΙ ηβΙίοηβΙ δυρέπεΡΓ (16 ςίιίηιίβ ίηϋυβΙηβΙΙθ ΰε Ρουεη 
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— ίηβΙΚυΐ ηβΙΙοηβΙ ΐΐβ ΓβΰΙιβΓοΙίθ βη ΙπΤοΓπίΒΚηυθ θΐ βη βυΙοπηβΙΙςυβ (ΙΝΗΙΑ) 

— ΙηδΙίΙυΙ ηβΙΙοηβΙ ιΐβ ΓβείιβΓΟίιβ βυΓ Ιβΐ (ΓβπίροΓΐ® 8ΐ Ιβοί ΒέυυΓίΙέ (ΙΝίϊΕΤβ) 

— Ιηβ111υΐ5 Γύςίοηβυχ (1*3<]ΓτιΙηΐ5<Γ3ΰοπ 

— ΙΠ8ΐΙΙυ1 βυράΓίβυΓ (1θ3 ΓΠ3ΐ6Γ<3υχ β( (1 θ |3 οοπ5ΐηιο(|οη ιηέαβηίηυβ ΐΐο 83ΐη1·0υθΠ 
— Μυβ^β ΑρβυβΙβ'ΡΙικΙΙη 
— Μυβέβ όβ Γβηηέθ 
— Μυβέβ ΟϋϊΟνβ-ΜΟΓβθυ 

— ίΐυ ίουνΓθ 

— Μυδόε £ΐρ ρυΗΐ ΒΓ3ηΙν 
~ Μυί^β Π3ΐΙθΓι3ΐ ()β <3 ΓΠΒΓίηβ 
— Μυβέβ η3ΐίοπ3ΐ ^.-^.-Ηβηηβ^ 

— Μυβέθ πΒΐΙοηβΙ άβ Ι3 ίέρίοη ϋ'ίιοηπβυΓ 
— ΜρβίυΓπ η3Μοη3ΐ ι1ΊιΙ31ο(γθ ηβΙρΓθΙΙβ 
— ΟΙΉεβ (1θ οοορόΓίΗοπ Θ1 Ρ'ΒςουβίΙ ϋπίνβΓΒίΐΗΐΓβ 
— ΟίΤρβ ίΓθπςείβ <)θ ργοΙθοΙΙογ <)ββ Γήί^θΙήΒ θί 3ρ3ΐπ[1θ3 
— ΟίΠΟθ πείίοηεΐ Ρβ Ι3 3^3330 ε( ϋβ Ι3 ίευηβ εευνεςε 

— ΟΗΙοβ ηβϋοπΞΐ ίΐηίοΓηίθΙίοπ 5υΓ Ιε3 βηββΙαηβίπβηΐΒ β1 Ιθβ ρΓθίθ 33 )οηβ (ΟΝΙδΕΡ) 
— ΟηΐΡβ (185 ηΐίςΓ3ΐίθη3 ίπ1ΘΓΠ3ίΐ0Ρ3ΐβ5 (ΟΜΙ) 

— ΟίΠΰθ υηίνβΓ5ίΐ3ΐΓθ β( ουΙΙυΓβΙ ίτΒηςεΐΒ ρουπ ΓΑΐ9έπβ 
— Ρ3ΐ3ί5 (1β |3 (ίόΙΜυνβΓίβ 
— Ρ3Γ05 η3ΐί0Π3υχ 

— 5νπ())03ΐ ()Θ3 ίοηβροΓΐε ρ3Γί3ίβη3 (Ι'Κβ-ίΙε-ΡΓΒηοβ 
— ΤΙιβΓπιβΒ π3ΐίοη3υχ - Α(χ-Ι@3-Β3ίη3 

3. ΑΑΑος Εθνικός όηρόιτιος ορ^ονισμός 

— υηίοη 063 9Γ0υρεΓΐιβηΐ3 (1'3οίΐ3ΐ3 ρυΡΙΙαβ (ϋΘΑΡ) 

ΡΛΑΝΔΚ 

ΡΓ03ί(1θηΙ'3 ΕβίΒόΚβίΐΓΠθηΙ 

Ηθυ3β5 Οί ΙΙΐβ ΟίΓβ3ε1ΐ(33 ΒΠό ΕϋΓΟρβΞΠ Ρ3Γΐί3ΓηθΠ( 

ΟθρρΠΠΊβηΙ οί ίίΐβ Τ30ί3θ3θΙΐ 
ΟβηΐΓ3ΐ δίβίίεϋοΒ ΟΛΐοβ 


(Προεδρία της Δημοκρατίας) 
(Κοινοβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο) 
(Γραίρείο Πρωθυττουρνού) 

(Κεντρική ϊταηστική Υττηρεοία) 
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□βρ3ΓΐιηβηΙ οί Ρίη3πθθ 

ΟίίΙι» οί ΙΙιβ ΟοΓπρίΓΟίΙβΓ 3Π() Αυίΐίΐοτ ΟβηβΓΒΐ 

Οίίϊοβ οί βιβ Κβνθπυβ ΟοΓΠΓπΟβΙοηβΓβ 

Οίίίοβ οί ΡυΜΙο 1 Λ/ογ1<3 

8ΐ3ΐθ Ι,3ΐ)θΓ0ίθΓγ 

ΟίίϊΟΘ οί Ιίΐθ ΑΙίθΓΓΕ>ί ΘβηθΓΟ) 

Οίϋοθ οί ίίιβ ΟΙΓΘΟΙΟΓ οί ΡυΡΙΙο ΡΓΟδβουΙΙοηβ 

νβΐυαϋοη (Μοβ 

ΟίνΙΙ δΟΓνίοθ ΟθΠ1ΓΠΐ83ίθη 

ΟίίΙοβ οί Ιίΐθ θΓπϋυ(ί5ΠΊ3η 

ΟΜθί 5ΐ3ΐθ δοΙΙοΚοΓ*® ΟίΒοβ 

ΟβραΓίρηβηΙ οΓ ϋυβίίοβ, ΕρυρΙΙΙν 3Π<1 1.3η Κβίοππ 

ΟΟΜΓί® 

3βΓνίαβ 

Ρίίίοηβ 

δΟΓ/ίοβ 

ΟίίΐΕΘ οί ΙΙΙβ ΟθΠ1ΓΤΐί88(θηθΓ8 Οί Οίΐ3Γίϊ36Ιβ ΟΟΠΟΐΐοΠΕ 
3ηΡ Ββουθ8ΐ5 

ΟβρβΓίΓτιβηΙ οί [ί)β ΕηνίΓοπαιβηΙ αηϋ Ι-οοβ! 
βονοΓηπΊοπΙ ΟθρβίΙηηβηΙ οί ΕΡοοβΙΙοπ 3πΡ 5ο1βποθ 

□ορΗΓίΓΠθηί οί ΟΟΓΟΓΠυηΙΟΒίίΟΠΒ, Μ3Γίηθ 3ΠΡ Ν3ΐ0Γ3ΐ 
ΚβίουΓοβί 

Οθρ3ΓΐΟΊ€Γ)( οί ΑρΓίουΚυΓΟ 3ηΐ1 ΡοοΡ 
□ορβΓίηιβηΙ οί Τγ3π5ρογΙ 
□θρβΓίΓηΕΠί οί ΜβοΙΙΡ 3ηΡ ΟΡίΙΡίΈΠ 
□βρΒίΙίτιβηΙ οί ΕηΙθΓρπϊθ, ΤγβΡθ θπΡ ΕηηρΙονοιβοί 
ΟβρΒΓίΓΠβηΙ οί Αγ13, 5ρθΓΐ3 3ηΡ ΤθυΓί3ίΟ 
0βρ3ΓΐπΐθηΙ οί Οβίθηοθ 
0θρ3ΓΐΓΠεΠΐ οί Ροίβίρπ Αίί3ίΓ3 
ΟβροΓίΓηθηΙ οί 5οοί3ΐ ογκΙ ΡοπιΙΙ/ ΑίίείΓΕ 


ΟβρΒΓίΓΠΘΠΐ οί ΟΟΓΤΜΟυηίΙγ, ΡΙϋΓ 3 ΐ 3 ΠΡ 63 θΙΐ 3 θΡΙ 
Αΐί3ΐΓ& 

ΑγΙ» ΟοοποίΙ 
ΝβΙΙοηβΙ ΟβΙΙβΓϊ 
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(Υπουργείο Οικονομικών) 

(Γενικό ΛογιστΓ)ριο του Κρότους) 

(ΥττηρεσΙα Δημόσιων Εσόδων) 

(Υπηρεσία Δημόσιων Έργων) 

(Χημείο του Κράτους) 

(Γενικό Ετητροττότο Δικαιοσύνης) 

(Γενική Εκτσγγελία) 

(ΥττηρεσΙα Αποπμήσεων) 

(Επιτροπάτο ΔημοσιούτταΑΑηλικού Σώματος) 
(Διαμεσολαβητής) 

(Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου του Κράτους) 

(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης 
του Δικαίου) 

(ΥττηρεσΙα Δικαστηρίων) 

(Υπηρεσία Φυλακών) 

(Επιτρσπάτο Δωρεών και Κληροδοτημάτων) 


(Υπουργείο Παιδείας και Εττιστημών) 

(Υπουργείο Συγκοινωνιών, θαλάσσιων και Φυσικών 
Πόρων) 

(Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων) 

(Υπουργείο Μεταφορών) 

(Υπουργείο Υγείας και Παιδιών) 

(Υπουργείο Ετηχειρήσεων, Εμπορίου και Αττασχόλησης) 
(Υπουργείο Τεχνών, Αθληπσμού και Τουρισμού) 
(Υπουργείο Αμύνης) 

(Υπουργείο Εξωτερικών) 

(Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων) 

(Υπουργείο Κοινοτικών Υποθέσεων, Υτπιίθρου και 
Ιρλανδό(ρω·νων Περιοχών) 

(Συμβούλιο 

Τεχνών) (Εθνική 

Πινακοθήκη) 


(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τοτπκής Αυτοδιοίκησης) 
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[ΤΑΛ1Λ 

I. Αγοράστριες οντότηττς 

I. ΡΓ6»()βηζβ ϋβΙ Οοη^ί^Ιίβ ιΐβί Μίηί3}Γί 
I ΜΙπίβΙβίο (ΙβςΙί ΑίΤδΓί ΕΐΙβΓΐ 

3. ΜίπίβΙθίο <)βΙΓΙη(6ΐτ)0 

4. Μίηί5<θΓ0 <1βΙΐ3 0Ιυ$(1ζί3 

5. ΜΙπί$<6Γ0 <1θΙΐ3 Οίίβϊβ 

6. ΜίηίβΙβΓο (ΙθΙΙΈοοηοΓηίβ β όβΙΙβ Ρίπβηζβ 

7. ΜίηΐβΙθΓΟ ϋβΙΙθ ΑΚ'ιν'ήέ ΡΓοϋυΙΙΐνβ 

8. ΜίπίίΙβΓο (ΙβΙΙθ Οοιηυηίοβζίοπί 

8. ΜΙπΐ3ΐ3ΓΌ άβΙΙβ ΡοΙίΙίο^θ 39Γίεαί8 β (0Γβ5(3ΐΙ 

10. ΜίηΙβΙβΓΟ ^IβIΓΑιηι>^βηι6 β (3(3ΐ3 (ΙβΙ 
ΤβΓΠίΟΠΟ 

II. ΜίηίβΙθΓΟ (ΙθΙΙθ 1πίΓΘ5(ΓθΗ3ΓΘ 3 ΤΓβΠβρΟΓίί 

12. ΜίηίϊΙβίο (ίθΙ ίβνοΓΟ β (ΙβΙΙβ ροΙΐΙίοΙιβ 

£0313 Ιί 

13. Μίηί$(3Γα (1βΙΐ3 83ΐυ1β 

14. Μίπί5ΐ3Γ0 ϋβΙΓΙεΙηιζίοηβ, ΙΙηίνβΓβΙΙί 6 
ΡίοβΓοβ 

15. ΜίηίεΙβΓΟ ρβί ί Ββπί β Ιε 3((ίνίΙέ εϋΙΙυΓ3ΐί 
(') ΜτιττοΑεμκόυΑκΰ. 


Προεϋρία Υπουργικού Συμβουλίου 
Υπουργείο Εξωτερικών 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπουργείο Λικοιοσύνης 
Υπουργείο Αμυνας (^) 

Υπουργεία Εθιοκής Οικονομίας και Οικονομικών 
Υπουργείο Παραγωγικών Δραοιηριοτήτων 
Υπουργείο Επτκοινωνιών 
Υπουργείο Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής 
Υπουργείο ΠεριβΟλΑονιος και Χωροταξικής 
Μέριμνας 

Υπουργείο Υποδομής και Μεταφορών 
Υπουργείο Απασχόλησής και Κοινωνικών 

Πολιτικών 
Υπουργείο Υγείας 

Παιδείας, πανεπιστημίων και Επιστημονικής 
Ερευνας 

Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών και 
Δραστηριοτήτων 


2. Αλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός; 

5ΡΑ ίΠύροχος Δημόσιων Πληροφορικών Υπηρε- ΟΟΝ8ΙΡ (ΟοηοΒίοίοΠΒΠβ Ββινίζί ίηίοΓΠΤθίία 
ΡυόΜιοι) σκύιή () 

<’) ο εν λίγω εθνικΟς Οημύοιος οργανισμίς ενεργεί ωί ΟημΟσιος φορέας προμηθειών για 6λα τα Υπουργεία και κατόπιν αιτήματος 
- γ ι α σλίες Οη ιιίαιες οντότητες, ράοει αυμρόσεως ή συμφωνίας — πλοίσιο, 


ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 


1 . ΜίηίβίόΓθ αβ ΓΑρπουΙΙυτβ, ϋο Ιβ νίΡουΚυτο βΐ 
όυ 

ΟόνβΙορροΓηβηί τυτοΙ: ΑΟιτίΓπίοίΓΗίΐοιτ Ρβε 
Ρθτνίοβθ 

ΙβοΡηίηυββ ίΐβ Ι'39ΓίουΙΙυΓ6) 


4. Μίηίείέτβ όβ ΓΕηνίτοπηβιτίΕηΙ: ΑόπιίηίϊΐΓβΙΙοη θο 
Γβη- 

νίτοηπθπιεηΐ. 


2. Μίπώίόίβ <1θ8 ΑίίΒΙΓβε 6ΐΓ3η90ΓΕ3, Ου ΟοπιπιβΓοβ 
βκίέ- 

τίουΓ, Οβ Ι 3 ΟοορόΓθίΙοη θΐ Ρθ Ιβ Οέίβπδθ: 
ΑΓοτέο. 

3. ΜίηώΙόΓθ αβ ΙΈόυοΒίίοη ηβΐιοπαΐβ, όο ώ 
ΡοτητθΙίοη 

ρΓΟίβδΒίοηηβΙΙβ βΐ όθί δροΓίε: ίγοόβε 

<ί'οη5βί9ηοι»ιβη! 

Ββαοπόθίεο θΐ ( 1 ’βη 8 βί 9 Πθητοπ( εβοοηΟοίΓο 

ΙοοΙτηίήυβ. 


5 ΜίηίείβΓε ό'ΕίΒΐ, όόρθΠβππβηΙ ιΙθ® 
Οοιπιηυπίοθίίοηε: 

ΕπίΓβρπεβ ίίβε Ρ βΐ Τ (Ρθ3ΐβ5 3βυΙβΓΠβη1). 

6. ΜίηίβΙέτθ Λβ Ι3 ΡϊΙττίΙΙβ. Οβ Ιο δοΐίόβπίέ δΟΟίΒίο 
β1 όβ 

Ιο 3βυηΒΒ3θ: Μ3ί50Π5 όθ ΓβίΓθίίε Οθ ΓΕΟΙ, 
Ηοιπεε 
ι1’βηί3ηΐ8. 
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1. Υπουργείο Γεωργίας. Αμπελουργίας και Ανάπτυξης 
της Υτταίθρου: Διοίκηση Τε)0ΛΚών Υπηρεσιών 
Γεωργίας 


1 Υπουργείο Εξωι^ικών, Εξωτερικού Εμπορίου, 
Συνεργα¬ 
σίας και Άμυνας: Στρατός 

3. Υπουργείο Εθνικι^ς Παιΰείας, Επαγγελματικής 
Κατάρτι 

σης και Αθλητισμού: γενικά και τεχνικά λύκ 


4. Υπουργείο Περιβάλλοντος: Διοίκηση Περιβάλλοντος 


5. Υπουργείο Επικρατείας, τμήμα Επικοινωνιών: 
Ειπχείρηαη 

ΤΤΤ (μόνο τα ταχυδρομεία) 

6. Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και 

Νέας Γενιάς: Κρατικά Γηροκομεία και Ιδρύματα 
Παιδιών 

7. Μίηί^ΐέΓθ άο Ι3 Ροηοϋοη ρυϋΙΙςυβ θ( Οβ Ιβ ΡόΤοπτίθ 
βάπτίπΙΐΙτ^ΙΙνο: ΟοπΙτβ ίηΤοΓΠΊαΐΙηυο άο ΙΈΤ^Ι, 
βθτνίΰο οβηίΓόΐΙ 003 ΐΓπρτΙπιόβ θΐ Οθ3 (ουΓΠϋυΓβε 

00 ΡυΓ^βυ Οο ΙΈΐοί 

β. ΜΙηίβϊάΓθ 00 Ιβ 3υ3ϋθθ; ΕΙβΡΙίβ&θτηοηώ ρόηίΙθηϋβίΓθδ, 

9. ΜΙηίβΐόΓθ Οθ ΓΙηίόπθυΓ ΡοΙΙοβ ρΓβπΟ-ΟυεΗίβ, 
ββη/Ιοθ ηβΟοποΙ Οο Ιβ ρΓοΐβοΐΙΟΓ οίνΐΐβ. 

10. ΜΙηΙβΙ^ΓΘ Οββ Τηβνβυχ ρυΟΙΙοβ: Α0ιτιΙηΐ8(ΓβΙΙοπ 0β8 
Ρδ1ίπιοη(& ρί·όΝο&; Α0ηΊίηί5(Γ3ΐίοη Οοβ ροηΐο οΐ 
ςΐιβυβδάββ. 


7. Υπουργείο Δημόαχΐς Διοίκησης και λλεταρρύθμισης 
του Κ|χιτικού Μηχανισμού; Κέντρο ΜηχοοΌργάνωσης 
του Κράτους, Κεντρική Υ·πηρε(Λα Εντύπων και 
ΑναλϋΧτίμων Γραφείου του Κράτους 

β. Υπουργείο Δικαιοσύνης: Σωφρονισπκά Καταστήματα 

9. Υπουργείο Εσωτερικών: Εθνική Αστυνομία. Εθνική 
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 

10. Υπουργείο Δημόσιων Έργων: Διοίκηση Δημόσιων 
Κτιρίων, Διοίκηση Οδοποιίος και Γεφυροποιίας 


ΚΑΤηΧΩΡΕΣ 


ΜίτιΙβΙβΓίθ νβη ΑΙοβιπθηβ ΖβΙιβη (Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων) 

— ΒβδίυυιπάθρβιΙβΠΊβπΙ (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

— ΒυΓΟβυ νβη άθ ννθίοτιεοηβρρθΐηλο ΡίββΟ νοοι· ίιβΐ βθρβΓίπθίΡθΙβίΰ (Γνωμοδοπκό Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής) 

— ΠΙίΚβνοοτΙΙοίιΒηΒδαίβηδΙ: (Εθνική Υπηρεσία Ενημέρωσης) 

ΜΙπίβΙθΗθ νβπ ΒΙπηβηΙβησβθ ΖβΚβη βπ ΚοπίπΙτΓηΚβΓθΙβΙΙοβ (Υπουργείο Εσωτερικών) 

— ΒθδίυυΓδΟβρβτίθΓηβηΙ (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

— ΑςθΠΐδοΚβρ ΙπΓοππβΙΙβνοοίζΙβηίηο ΟνθΓΤιβίΟΞρβΓδοηοβΙ (ΐνΟΡ) (Οργανισμός Πληροφοριών Κρατικού Προσωπικού) 

— ΟβηίΓβΙβ Ατοίιίθ^θΙβοίίβαίοηδΙ (0Α8) (Κεντρική Υπηρεσία Επιλογής Αρχείων) 

— ΑΐΒθΓπβπβ ΙηΙίοίτίΙηροπ- ΘΠ νθΙΙίΒίιβίαδαίβηβΐ (ΑΐνΟ) (Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας) 

— ΒθΚθθΓ0Γθ3ηί53Ηθ ΟΒΑ (Οργανισμός Στοιχείων Προσωπικού και Ταξιδιωτικών Εγγράφων) 

— ΟΓΒβηιββϋβ ίηίοΓπηβΗβ- βη οοτπΓτιυίΐίοβίίθΐβοΗηοΙοθίβ ΟΟν (ΓΤΟ) (Οργανισμός Τεχνολογίας Πληροφοριών 

Επι 

κοινωνιών) 

— ΚοΓρδ ίΛηάβίί)Ι<β ΡοίίϋβάίβηδΙβη (Σώμα Εθνικών Αστυνομικών Υπηρεσιών) 

ΜΙπΙδΙθΓΐβ νβη ΒυΙΙβπΙβτιά&β ΖβΚβη (Υπουργείο Εξωτερικών) 

— ϋΐΓθ0ΐ0Γ33ί 6θηβΓ33ΐ Ρ©9ίοό©1θίίΙ βη ΟοηβυΙβίΓβ ΖβΚβη (ΠΟΡΟ) (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 
Πολιτικής 

Προξενικών Υττοθέοεων) 

— ΟίΓθθΙοτ33ΐ ΟοηβΓββΙ ΡοΙΐΐίβΚβ Ζθλβη (Π6ΡΖ) (Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων) 

— ΠίΓθΟίΟΓββΙ ΟθπβΓββΙ ΙπίβΓηθΐΐοηδΙβ δβΓτιβηνίίβΓΚίημ (0018) (Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας) 

— ΠίΓβεΙοΓββΙ ΟβηβΓββΙ ΕϋΓορβ^β δβηΊβηννβΓΚίΠΒ (06Ε3) (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Συνεργασίας) 

— Οθοίτατη ΐοΐ ΒβνοΓΰβΓίΠΒ νβπ Ρβ ΙπτροΠ υί( ΟπΕν/ίΚΚθΙΐηβδΙβηάβη (ΠΒΙ) (Κέντρο Προώθησης 

Εισαγωγών από 

Ανατττυσσόμενες Χώρες) 

— 0βηΐΓ3ΐθ ΰΙοηβΙθη ΓβεβοΓίβΓβηίϊ οηΰθΓ Ρ/ΡΙνδ (υποστηρικτικές υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα 

ή στον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα) 

— ΒυΙΐβηΙβηοΙδβ Ροείβη (ίβόβΓ 3ίΣοηΰθΓΐί]Ι<) (κάθε μία βιπλωματική αποστολή στο εξωτερικό) 

Μίηί3ΐ6Γίθ νβη Οβίβηβίβ (Υπουργείο Άμυνας) 

— ΒβδΤυυΓδάβρΒΓίβίΓηβηΙ (Τμήμα πολιτικής και προσωττικού) 

— δίβί Πβίβηδίβ Ιηΐ€Γ5βΑ/ίοβ ΟοπιτηβηΡο (ΠΙΟΟ) (Διυπηρεσιακΰ Αρχηγείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) 

— Πβίβηβίβ ΤβΙθτηβϋϋΒ ΟΓ^ΒπΙββΙΐβ (ΠΤΟ) (Οργανισμός Τηλεματικής Εθνικής Αμυνας) 
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— ΟβΓίΓβΙβ ΰΐιβϋΐΐβ ν 3 η (1β ΟίθηβΙ Οθΐ5θΐι«βΓ>, ννθΓΐ<θη βη ΤβΓΓβίπβη (Κεντρική Διεύθυνσιι Υποϋομής ΥΕΘΑ) 

— Οβ 3 ΐζοπεΙθΓΐΙ|Κβ τβςίοηβΐβ ΡΙτβοΙΙβ* νϊη <ίβ Ρί«η3ΐ ΟθΙτουνϊεη, ννετΚθπ βη ΤθΓΓθίηβη (Περιφερειακές 
Διευθύνσεις 

Υποίομής ΥΕΟΑ) 

^ ΟΐΓβαϋβ ΜβίβποβΙ ΚοηΙηΙεϋ}Ι<β Μαππβ (ΔιεύβυνοΓΐ Υλικού Βασιλικού Ναυτικού) 

— ΡίΓβοΙΙθ ΜβΙβιΙββΙ ΚοπΙηΜΙΙΚθ ίβπείιηβοηΐ (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικού Στρατού) 

— ΟΙτβοΙΙθ ΜβΙβτίββΙ ΚοπίηΙϊΙήΚβ ίασΙιΙιτίΒοΜ (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικής Αεροπορίας) 

— 1ζιη<1βϋ|ΐ! ΒθνοοΓΤ3ΐ1Ιη0ε1>θσΓΐ)ί ΚοηΙπΜίΙΚβ ί^ηΟπιβοΜ (ΙΒΒΚί) (Εθνικός Ορνσνισμύς ΕφοΒιασμού Βασιλικού Στρατού) 

— ΟβίβηβΙθ ΡίΐρΙθΜΙηβ ΟτθβηΙββύβ (ΟΡΟ) (Οργανισμός Ανωγών ΥΕΘΑ) 

— ίοςίοΙΙβΚ ΟβΓίτυτη Κοη!ηΙ<ΙΙ]Κβ Ι-ύοΙτΙπιβοΜ (Κίνιρο Επιμελητείας Βασιλικής Αεροπορίας) 

— ΚαπΙηΚΙίΙλβ ΜΒΤίοβ, ΜβΓΐηβΙ)βόη(Γ (Φορέας Συντήρησης Βασιλικού Ναυτικού) 

ΜΙπΙβέβεΙβ νβπ ΕοσποτηΐΒοηβ ΖαΙτβπ (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) 

— ΒββΙύύτεόβραιΤθΐιηβηΙ (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

— ΟβηΙταβΙ Βυτββμ νοοτ όβ ΒΙβΙίϊΙίβΚ (085) (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία) 

— 0βη(Γ33ΐ ΡΙαπύυΓβαμ (ΟΡΒ) (Κεντρικό Γραφείο ΣχεΟιαομαύ) 

— Βυιπαυ νοοτ όβ ΙηΟυΒίτΙόΙβ ΕΙρβηΡοπι (ΒΙΕ) (Γραφείο Βιομηχανικής ΙΟιοκτησΙας) 

— ββπΙθΓ (8βη1βτ) 

— 5(33ΐ5ΐοβζίεη( σρ όβ Μί]ηβη (δοόΜ) (Κρατική Εποπτεία Ορυχείων) 

— ΝθόβΓίβηόβθ ΜθόθόίηΒίπθββυίΟΓΐΙθίΙ (ΝΜη) (Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού) 

— ΕοοηοιηΐΒΟΐιβ ΥοοΓίΙαίΊθΓτρΒόίβπΒΐ (ΕνΟ) (Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών) 

— ΝβόβτΙβηόΒβ ΟηόβτηβπιίπΒ νοοτ ΕηβτθΙβ βη ΜΐΙίβυ ΒΥ (Νονβιπ) (Ολλανδική Επιχείρηση Ενέργειας και Περιβάλλοντος) 

— ΑςβηΙϊαΓιΒρ ΤβΙβαοπι (Αυτόνομος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών) 

ΜίηΙβΙβτίβ ναη ΡΙηαησΙθπ (Υπουργείο Οικονομικών) 

— ΒβεΙυυΓίόβρΒΠθηιβηΙ (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

— ΒβΙαείϊηοϋϊβηεΙ ΑυίΟΓΤταΤίΒβΓίπρεαβηΙτυιπ (Κέντρο Μηχανοργάνωσης Φόρων) 

— Ββ)33#η9άΐβη5( (Διοίκηση Φόρων και Τελωνείων): 

—' ό 0 3ΤζοηόθΓΜ)ίίβ ΟΐΓθοϋβε όβτ ΡήλεόβΙοεΙίΓΤςβη (οι επί μέρους Διευθύνσεις της Διοίκησης Φόρων και 
Τελωνείων 
τη χώρα) 

— ΠύοβΙβ ΙηΙίοίιίίηρβπ- βη ΟρβροΓίπΒΒόίβηδΙ (ίηοΙ. ΕεοποιηίεεΙιβ ΟοηίεοΙθ όίβηεΐ (ΕΟΟ)] [Υπηρεσία 
Φορολογικών 

Πληροφοριών και Ερευνών (συμπεριλ, της Υπηρεσίας Οικονομικού Ελέγχου)] 

— ΒβΙββύηραίβηεΤ ΟρΙβίΰΙπρβη (Κέντρο Κατάρπσης της Διοίκησης Φόρων και Τελωνείων) 

— ϋίβηεΐ όβτ Οοτπβϊηβη (Υπηρεσία Κρατικής Περιουσίας) 

ΜΙηίεΙβεΙβ νβη ύυβΐίΙΙβ (Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

— Βθ&ίυυιαόθρβτΙβΓηθηΐ (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

— Οίβπεί ύυείίΐίόΐβ ΙηποΙτβτιρβη (Υπηρεσία Σωφρονισπκών Καταστημύτων) 

— Ιϊββό νοοτ όβ Κίπόβτόβεείτβτπιίηρ (Συμβούλιο Προοταοίας Ανηλίκων) 

— ΟβηΐΓββΙ ϋυβίίΐίβ Ιποαεβο Βυτββυ (Κεντρική Υπηρεσία Είσπραξης Χρηματικών Ποινών) 
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— ΟρθηΙ)33ΓΜΙηίδ1θίίβ (Γενική Εισαγγελία) 

— ΙίΤΗπιςίβΙίβ βη Ν3ίυΓ3ΐΐ38ϋβσ)θη3ΐ (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης) 

~ ΝθάθτΙαηάβ ΡοτσηδΙδοίι ΙηδΜίυαΙ (Ολλανδικό Ιατροδικαστικό ΙνστιτοΟτο) 

— Ρΐ33εΙ νοοΓ άβ ΡβοίιΙδρΓβΒλ (Συμβούλιο Νομολογίας) 

ΜΙπΙδΙβΓίβ νβη ίαηάΙτσυΜ, ΝαΐυυιΙϊθίίθΟΓ βπ νΐδβθΓΐ) (Υπουργείο Γεωργίας. Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας) 

— Βθ8ΐυυτ5άβρ3άθΓηβηΙ (Τμήμα τιειΑιτικής και προσωπικού) 

— ΑρβηίΒοίΤΒρ ΐΛπάθΐυΐίβ ΒθίνΙοβ όΙ] Κβ^θΙίηοοη (ΙΑ8ΕΚ) (Εθνική Αυτόνομη Υπηρεσία Εφαρμογής Κανονισμών) 

— ΑοβηΙδοίιβρ ΡΙοηΙβηζίθΚΙβ Κμηάίςβ Οίβπδΐ (ΡΟ) (Αυτόνομη Υπηρεσία Φυτοπροστπσίας (Αρβηογ)) 

— ΑίοβΓΠβηβ ΙηβρβίΛβάίβηΒΐ (Α10) (Γενική Υπηρεσία Επιθεωρήσεων) 

— Οβ Β&οηάβτΙίίΙίβ Β69ΐοη3ΐβ ΒθΙθίάδάΐΓβοΙίββ (Οι επί μέρους Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής) 

— Αςβηίδοίιβρ Βυτοου Ηθίίίη 90 η (Αυτόνομο Γραφείο Παρακρατημάτων) 

— ΟΙβηβΙ ΐΛηάβΙί)Ι( ΟβΡίοά (01.0) (Υπηρεσία Αειφόρου Αναπτύξεως της Υτταίθρου) 

— Οβ 3^οηάβΓΐί))(ο ΓθςΙοηαΙθ ΒοΙθΙάδάΐΓοσΰβδ 

ΜΙπΙαίθτΙο νβη ΟπΐΙβΓΜΐ)8, ΟυΚυυΓ βη νΥοίΡΠΒοίιαρρβπ (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών) 

— Ββ3ΐυυΓ3άθρ3ΓΐθΓΓΐβηΙ (Τμήμα πολιτικής και προσωτηκού) 

— ΙηβρβοΙΙβ νθπ ΙίθΙ 0η(1θηΛΐί)8 (Επιθεώρηση Παιδείας) 

— ίηδρβσίβ ΟυίίυυιΐιβζίΙ (Εττιθεώρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς) 

— ΟβηίτΒΐθ ΡίπΗοοίβη ΙηΒΐ^ίίΠΒθπ (Κεντρικός Οργανισμός Χρηματοδότησης Ιδρυμάτων) 

— Ν3ΐίοη33ΐ ΒΓοήΙβί (Εθνικά Αρχεία) 

— ΚΙίΚδάίβηδΙ νοοτ άβ 3Γο(ιβοΙθ9ίβ (Κρατική Επιθεώρηση Αρχαιολογίας) 

—- ΠίϊΚβΒΓοίιίβίηδρβοΙίθ (Επιθεώρηση Γενικών Αρχείων του Κράτους) 

— ΑάνίΒ3Γ33ίί νοοΓ ννοΐβπ9οίτ3ρ3- βπ Τ 0 θ(Ίηοίθ 9 ίβΡβΙβίά (Συμβουλευτικό Συμβούλιο Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής 

Πολιτικής) 
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— Οη(ίΘΓ^)5Γ33(1 (Συμβούλιο Παιδείας) 

— ίϊ1](ί3ίη3(ΙΙυυί νοοΓ ΟθΓΐθ95δοουΓτΐθηΟΙΙθ (Ολλανδικό Εθνικό Ίδρυμα Πολεμικής Τεκμηρίωσης) 

— ΙπδΙίίυυΙ ΟοΙίΘΟίίβ ΝβόβΓίΗπό (Ολλανδικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς) 

— Κ33ό νοοε ΟυΙΙυυΓ (Συμβούλιο Πολιτισμού) 

— ΚίίΚΒόίθΠδΙ νοοΓ όβ Μοίΐυηηβπ1θηζθΓ9 (Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας Μνημείων) 

— βίΐΚβάίθπβΙ Ουάΐΐθίάίίυηάίρ ΒοάθητοηάθτζοοΙί (Εθνική Υττηρεαία Αρχαιολογικής Κληρονομιάς) 

Μίηί8ΐβΓίβ νβη 8οοί8ΐθ Ζβ)< 0 η βη νΥβτΚβθΙβαθηΚβΙά (Υττουργείο Κοινωνικών Υττοθίσεων και Αττασχόλησης) 

— ΒθδϊυυΓεάθρατίΒαιβηΙ (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

ΜίπίβΙθΓΐθ ν3η νβΓΚθβε βη νναΐθΓΒίβαΙ (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) 

— Ββ8ΐυυΓ3άβρ3Γΐ0ΐη6η1 (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

— Οίίβο1θΓ33ΐ-ΟβηβΓ33ΐ 1_υοίιΙν33Γί (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας) 
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— ΟΐΓβ(ΐΙθΓ33ΐ'ΰθηθΓ33ΐ 6οβ(1θΐοην«ΓνθθΓ (Γενική Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών) 

— 0)Γθθ)θΓ33(-6θηβΓ33ΐ ΡβταοηθπναΓνοβτ (Γενική Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών) 

— 0ΐΓβο1θΓ33ΐ-6θπρΓ33ΐ Ρ!ϋΚ5\ν3ίβΓίΐ33ΐ (Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Έργων κέα Διαχείρισης ΥίΜτων) 

— ΗοοΜΙιβρΙοογ ΟίΓθθ1οτ33ΐ-6θπσΓ33ΐ ί11]Ιΐ3 νν3ΐθτ5ΐ33ΐ (Κεγτρτκΰ Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων 

Έργων και 

Δια>^ρισης Υδύτων) 

— Οθ 3ίζοηόθΓΐΙ|((β ΓθβΙοπβΙβ ϋίΓβοϋβί νθπ Κί)Κ5νγ3ΐβΓ3ΐ33ΐ (ΟΙ επί μέρους ττεριφερεισκές διευθύνσεις της 
Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων κειι Διαχείρισης Υδάτων) 

— Οθ θίζοπόθήΙΙΙίβ 8ρθοΐ3#5ΐΐ5θήθ όίθπϊΐβη ναη Ρ1ΐΙΐ3νν3(θΓ3ΐ33( (οι επί μέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες της 
Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υόΰτων) 

— ΟΐΓθθ1θΓ33ΐ-(5θηβΓ33ΐ ΥΙ/θΙβΓ (Γενική Διεύθυνση ΥΜτων) 

— ΙηβρβοΙθυΐ'-ΟβηβτθθΙ. Ιπδροοίίβ νβτΙεβθΓ θπ νΥθΙβΓεΟβΙ (Γενικός Επιθεωρητής, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και 
Διαχείρισης 

ΥΒΰτωιή 

— ΟΙνίβΙθ ίυσ0(ν33Γΐ νβη όβ ΙΠ8ρθσ(θυΓ-6θηθΓ33ΐ, ΙπΒρβοΙίβ νοιΙίθβΓ βη νν 3 ΐβΓ 5 ΐ 33 ΐ (Τμήμα Πολιπκής 
Αεροπορίας 

Γενικού Ετιιθεωρητή, Εττιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδύτων) 

— 0ίνί5ΐθ ΥβενοβΓ νβη όβ Ιη3ρθσ(θυΓ-ΟθποΓ33ΐ. ΙηΒρβσϋθ νβΓίΐΒβΓ βη νν 3 ΐβΓ 3 ί 33 ΐ (Τμήμα Μεταφορών του 
Γενικού 

Επιθεωρητή, Εττιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδύτων) 

— ΟίνΙβΙθ βοόβθρνθΒτΙ νβη ύθ Ιπ5ρθοΙθυΓ-ΟθηθΓ33ΐ, Ιηβρβοΐίθ νθτΚθβτ βη νί/αΙθΓίΟαΙ (Τμήμα Ναυτιλίας του 

Γενικού ' 

Ετπθεωρηιή, Ετπθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδύτων) 

— ΟθπίΓθΙθ ΟίθηβΙθπ (Κεντρικές Υπηρεσίες) 

— ΚοηίηΙιΙϋίι ΝθύθΜαπύε ΜβΙθΟΓοΙοςΐεοίτ ΐΓτεΙίΙυυί (ΚΝΜΙ) (Βασιλικό Ολλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο) 


ΜΙίΐΙβέθεΙο ν3Π νοΙΚ8ίτμΐ3νθ3έίη0, ΡϋΙιηΙθΙΙΙΙεθ ΟτεΙαπίΓΤρ βπ ΜίΙϊαυΡοΡββε (Υπουργείο Οικισμού, 
Χωροταξίας και Διαχειρίσεις του Περιβάλλοντος) 

— βθ3(υυΓ8ύθρ3ΓέθπΐΒη( (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

— 0ίΓοσΙθΓ33ΐ-6βηθΓ33ΐ νΥοηβη (Γενική Διεύθυνση Οικισμού) 

— ΟίΓβο1θΓ33ΐ-ΟβηβΓ33ΐ ΚυίπΓΐίβ (Γενική Διεύθυνση Χωροτα^σς) 

— 0ίτθσΙθΓ33ΐ ΟβπθΓα) ΜίΙίβυΡβίιβθΓ (Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος) 

— ίϊί1ΐ!50βΡουννβπύΙβπ5ΐ (Οργανισμός Κραπκών Κτιρίων) 

— νκΟΜ Ιηρρβσίίβ (Επιθεώρηση) 


ΜίηΙβέβείβ ν3η νοΙΚβαβζοηεΙίΐθίεΙ, ννθΙεΙ]η βη δροεί (Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού) 

— Ββ3ΐυυΓ5ύβρ3ΓίθΓηβειΙ (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) 

ΙΠΒραοΐΙΘ ΟθΖΟΠύΡβίαεόοεοίτθειττίΓΤη, νΥθεοη βη νΒΐΒπη3ίΓΒ ΖΡΚεττ (Επιθεώρηση Προστοοίσς της Υγείας 

Εμπορευμάτων 

και Κτηνιατρικών Θεμότων) 

— ΙΠΒρβοΙίβ ΟοζοπόΡβίΡεζοΓρ (Επιθεώρηση Μέριμνας για την Υγεία) 
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— Ιπδρβςΰβ ϋθυρ(1ίιυΙρνθΐ1θηιη9 βη ϋβυβιΐΐϊβδοίίβηηΐηρ (Εττίβεώρηση Προσιασίας και Ανηλι^ψεως των Μέων) 

— ίΙί)Κ3ΐπ5ίϊΐαυΙ νοοί (1 θ νοΙΚδ 9 βζοη<ίΝθίΡ βη Μϋϊβυ (ΚίνΜ) {Εθνικό ΊΟρυμα Δημόοϊας Υγείας και ΠεριβάλΑοντος) 

— δοοίΒΗΐ θπ ΟυΙΙυτβθΙ Ρΐ3ηΙ>υΓθθυ (Γραφείο ΚοινωνικοποΑκιστικού Σχεδιασμού) 

— Αςβηίδοήαρ ΕΡ.ν. ίΐθϊ ΟοΙΙβρβ ϊθγ ΒΘΟΟΓϋθΙίηβ ν3π ΟβηββδίπίΐΙόθΙύη (Οργανισμός Αξιολόγησης Φαρμάκων) 

Τνβ«^I« ΚβιηβΓ ΡοΓ 3ίβ1βη-ββηΐΓ»»Ι (Κάτω Βουλή) 

Εβηϊβ ΚβιηβΓ άβτ 5{8ΐοη·ΟβηθΓ8Ηΐ (Ανω Βουλή) 

Κααά ναπ δΙβΙβ (Συμβούλιο της Εττικρατείας) 

Αΐ 9 οηι«πβ ΪΙβΚοηΙίβιηβΓ (Ελίγκτικΰ Συνέΰριο) 

^ΙαΙΙοπαΙΰ Οη>άυ(ΐ8ΐηαη (Εθνικός Διομεσολαβητής) 

Καη«9ΐ8Γί| άΟΓ ΝοάΟΓίβηάβο Οτάοπ (Καγκελαρία Ολλανδικών Ταγμάτων) 

Κα6Ιηο< άοτ ΚοηΙπθΙη (Ιδιαίτερο Γραφείο της Βασίλισσας) 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

1. Βυηόβ5ΚβηζΙ$Γ3ΠΊϊ Ομοσπονδιακή Καγκελαρία 

2. Βυηΰθ5ΓπΙηΐ3ΐβήυηι ίΰΓ βϋδννάιΐϊς© ΑπββΙβςΘπΜβίΙθπ Ομοσπονδηκό Υπουργείο Εξωτερικών 

3. Βυη(:Ιθ 3 ίηίη{$ΐ 6 ΓίυΓη ΤϋΓ ΒίΙόυη^, νν)&5βη5ε^3Τΐ υηΰ Ομοοττονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Ετηστημών 

και Πολιτι- 

ΚυΙίϋΓ σμού 

4. Βϋηδθ$ΓηΙη{5ίθΗυπΊ ΤΟγ ΡΙπΒηζβη Ομοσπονδιακό Υττουργείο Οικονομικών 

5. θυη(1ό3ΐπΙηΐ8ΐθΓίυπι ΤϋΓ βθ^υηόίίθΙΙ υπό ΡΓαυβα Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Γυναικών 

6. Βυη<:ΐ65Γηΐηί3ϊ6Ηυηι ΤΰΓ ΙπηοΓΟδ Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών 

7. ΒυηόβδΠΊίηΙδΐθΓίαιπ ΤϋΓ ϋυβίίζ Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης 

8. ΒυηόβδΠΊίηίεΐθπυπι ΤϋΓ Ι-3παβ5νβΓΐ6ίαί9υπρ Ομοοπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας 

9. ΒυοόθδΐΥΐΙηίδΙβΓίυηι ίϋΓ 1-8θό- υηίΐ ΡθΓ3^ΛΛίΐ5θίΐ3ίΙ, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας. 

Προστασίας 

υηΊν/οΙΙ$οίιυΐζ υπό νΥ3536Γνι/ίΓΐ8θΐΊ3Τΐ Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων 

10. ΒυηόθδΓΠίηίδΙθΓίυπ ΤΟγ 5οζΐ3ΐο $ίοίΐ3ΓίΐΒίϊ, (36ηοΓ3ΐίο- Ομοοττονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Γενεών 

Γίβη υπό ΚοηδαηΊοηΐοη£θίΊϋΙζ και Προστασίας των Κοτοναλωτών 

11. ΒυηαβδπιϊηίδΙβπυΓΠ ίΰΓ νβΓΚβίΐΓ, Ιηποναϋοπ υπό Τβοίι- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών. 

Καινοτομίας και 

ηοίορί© Τεχνολογίας 

12. ΒυηάβδΓηίηίδΙβΓίυΓΠ ίϋτ ΐΛ/ίΠδαίΐθίΐ υηΰ ΑτόβΙϊ Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας 

13. ΒυηόθδθΓΠί ΠΙγ ΕΙοή- υπό νθιτηβδ3υη93ωβ5βη Ομοσπονδιακό Γραφείο Μέτρων και Σταθμών 

14. ΰ5ΐ6ΓΓ6ίοίιί5θίΐ€8 ΡοΓδοίτυπ^δ' υπά ΡΓϋίζβπίΓυπΊ ΑΓ5α- Αυστριακό Κέντρο Ερευνών και Δοκιμών Ατ^βη^Ι 
Ο.γπ.Ρ.Η. 

η3ΐ Θθ5θΙΐ8θΐΊ3ί1 γπ.ϊ^.Η 

15. Βυηάβ5ρΓϋΓ3η5ΐ3ΐΙ ίϋί ΚΓθίΙίήίΊΓζβυςβ Ομοσπονδιακός Φορέας Ελέγχου Οχημάτων 

16. ΒυπάΘ3ϋβ5αίΊ3ίίυη9 Ο.πί.Ρ.Η. Ομοσπονδιακή Εταιρία Προμηθειών Ο.πι.ό.Η. 

17- ΒυοόθβΓόΟόβηζβηίΓυιτι Ο.γπ.Ρ.Η. Ομοσπονδιακό Κέντρο Μηχανοργάνωσης 6 .πι.&.Η. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 


ΡΓΘ$ί0€ηθί3 άο ΟοΠΒΟΐΙΐΟ άβ Μίπί8ΐΓ031 


Προεδρία Κυβερνήσεως 
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— Μΐπίβίδήο (135 Ρίπβηςβί; 


Υπουργία Οικονομικών 


— ΜΙηΙβΙέιΙο 03 Οβίοβα ΝβοίοποΙ; <') 


Υπουργίίο Εθνικι^ς Αμυνας 


^ ΜΙπίβΙόιΙύ όοβ ΝθςόοΙοκ Ε^ΐΓΒπςίθίΓΟβ θ εΙβ» ΟοΓΠυηίΐίΒ- Υττΰυρνείύ Εξωτερικών και 
Αποδήμων 

Ροτ1υ9υββ^; 

— ΜΙηΐΒΐέίΙο ΐΐπ Α<ίπηίπΐ3ΪτΒ9^ο (πΙβΓΠΒ; Υττουργεία Εσωτερικών 

— ΜΙηίβΙ^ιΙο <}θ ^υ5υς^; Υπουργείο Δικαιοσι>νης 

— ΜίηΐΒΐάΓία <13 ΕοοηοίπΐΒ^ Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

— ΜΙηΙβΐότΙο ΰ3 ΑρΓίοίΐΙΙιΐΓΒ, Οθ8θπνοΙνΐΓηβη1ο ΡυτθΙ θ Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης κευ 
Αλιείας 

ΡΘ3035: 


— Μίηί^ΙέΓίο ά3 Εάυοβςβο; 

— Μίηί5ΐάι1ο 09 ΟΙδηοΐΒ β άο ΕπδΙηο δυρβΓίατ: 

— ΜΙηίΒΕέΓίύ ΟυΙΙυΓβ; 

— Μίη|$(δΓΐο ά3 53ύάθ; 

— ΜίηΐΒΐάΓίο ά3 8β9υτ3πς3 δοοίΒΐ ο άο ΤΓ3ΐ)3ΐίΊο; 

— ΜίΠίδΙέτΙο ΟΙ 3 Γ 38 Ρύΐ 5 ΐί 038 , ΤτΒΠδρΟίΐθδ © 
και 

οβΰ·, 


Υπουργείο Παιδείας 

Υπουργείο Ετηστημών και Ανώτατης Παιδείας 
Υπουργείο ΠοΑιιίομού 
Υττουργείο Υγείας 

Υπουργείο Κοινωνικών Αοιραλίαεων και Αττασχόλησης 

I- Υπουργείο Δημόσιων Έργων, Συγκοινωνιών 

Οικισμού 


— ΜίηίβΙάΓίο ιί35 Οίάαάβδ, ΟΓάθηΒηβηΙσ άο ΤβΓΓίΙότίο β Υπουργείο Πόλεων, Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος 
ΑπιΡίθπΙθ, 

Γ) Μη ατραπωίικό υλικό σνοφερόμενο ατΰ Παράρτημα V. 


«»4ΛΑΝίϋΑ 

ΟΙΚΕυ 8 ΚΑΝ 31 ΕΠΐΜνΐΡϊΑ 5 ΤΟ — ^υ 3 ΤIΤIΕΚΑ^I 3 ίΈΡΐ 3 ΑΜ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑη<ΕΛΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑίΟΣΥΝΗΣ 
ΒΕ1ΓΕΤ 

ΚΑυΡΡΑ- ϋΑ ΤΕ0ίΙ-ΐ5υυ5ΜΙΜΙδΤΕΚΐ0 — ΗΙΑλίΟΕίδ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΟΟΗ ΙΝΟυδΤΚΙΜΙΝΙδΤΕβΙΕΤ 

Κυ1υίΐ3|3νίΓ35ίο — Κοη5υΓηβηίνβΓΐ<θί Οργανισμός Καταναλωτών 

ΚίΙρ3ίΙυνΐΓ3£ΐθ ΚθΠΐ<υϊΓΟΠ3νΒΓΐ<θ1 Αρχή Αντογωνι^ 3 μο^ι 

ΚυΙυ«3)3ν3ΐίΙυ5ΐ3υί3ΐςυηΐ3 — Κοη3υπιβηΐΚΐ3ςοηδιτίηάβη Συμβούλίο Παραπόνων Καταναλωτών 

ΡαΙθηΚί- ΓθΙίΙβΙθπηαΙΙίΙυδ — ΡΒίβπΙ’ οοίι Γθ0ί5ΐθΓ5ΐγΓοΐ5θΠ Γραφείο ΔιπΑωμΰΓων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων 

ίΙΙΚΕΝΝΕ- ^Α νΐΕ8Τ1ΝΤΑΜΙΝΙ3ΤΕΡ)ΰ ΚΟΜΜΟΝίΚΑ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΙΟΝδΜΙΝΙδΤΕΡίΕΤ 

νίο5ίίη13νίΓ33ΐο — ΚθΓπΐΌυηίΚ3ΐϊοη3νβΓΐίβΙ Εττιτροττή εποτπΈΐαςΤηλεττικοινωνρών 

ΜΑΑ- ^Α ΜΕΤδΑΤΑίΟυδΜΙΝΙδΤΕΗίΟ ^ΟΡΟ- ΟΟΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 
δΚΟΟδΒΡυΚδΜΙΝΙδΤΕΡΙΕΤ 

ΕΙίηΐ3ΓνίΙ(βνΐΓ3δΙο — ίΐνδΓηβάβΙδνθΓΚθί Οργανισμός Τροφίμων 

Μ33ηΓπιΙΐ3υ3ΐ3ίΙθ3 — ίθηΙπΊδίβΓίνοΓΚβ! Εθνική Γεωδοιπκή Υπηρεσία 

ΟΙΚΕυδΜίΝΙδΤΕΡίΟ — ϋϋδΤΙΤΙΕΜΙΝΙδΤΕΡΙΕΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑίΟΣΥΝΗΣ 

Τιβίθ5υο]3ν3ΐΙυυΐθίυη ΙοίπιίδΙο — 03ΐ3θΓηΡυά5ηΊ3ηηβη5 Γραφείο Υττευθύνου Προ^ 7 τασίας 

Δεδομένων 

δγτέ 

ΤυΟΓΤΊίοίδίυίΓπεΙ — όθΓΤΐ5ΐοΐ3Γ Δίκαστήρο 

ΚοΓΚβίπ οίΚΘυδ — ΗδςβΙα άοπίδίοΐβη Ανώτατο Δικαστήριο 

ΚογΚβΙπ ίίθΙίίΠίο-οίΙίβυΒ — ΓθΓν3ΐ1ητπ95άσΓΠ3ΐοΙθη Ανώτατο Διοικητικά Δικαστήριο 

ΗονΐοίΙίΘυάθΙ — Πονί^ΙΙβΓ Εφετεια 
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Κ^Γ^ί^οΙΚβικίΒΐ — ΙΙηΟΐί^ΙΙθΓ 
Η3ΐϋπ1ο-αΙΚβυ(1β1 -Κγυβ I (ηΙπΒ5(1οιτΐ3(ΰΐ3Γ 


Πρωτόδικά 
Διύικηπκά Δικαστήρια 


Μ3Γΐ<ΚΙη3σΙΙ(Βΐΐ3 — Μ3ΐ1ιη3(ΐ8<1θ(Τΐ5ΐοΙβη Τυ!1ίΐ3ΐί03 — ΤυΙΙνθτΚβΙ 

ΤνβίαΟΓΠίοΙεΙυίπ — ΑτΙιθΙβΡοηίΕίοΙβπ νβΐίΐοη νΗΐίυυ5Γ3(ΐ38(ο - 

νβΚυυΙυίιιΙΙίβυδ — ΡΰΓ33Ι(Γίη95(Ιθίτΐ3ΐοΐΒη ΥΜΡΑΡΪΙδΤθΜΙΝ(8ΤΕβΙΟ 
νΒηΙ(β<ΓΝοΙ(οΐ3ΐ1θ5 — Ρίιη{ΐνέ«)5ν8Β6Π(ΐΒΐ 

ΟΡετίΐδΜίΝίετΈκιΟ ~ 

υΝΟΕΚνίδΝΙΝΟδΜΙΝΙδΤΕΡΪΙΕΤ Ορβίϋ3Λ3ΐΙί(υ5 ~ 
υ(ίιίΙ(ΐΓΐΙη955(γΓθΐ5βη νΒΐΙίοπ θΙοΙ<υν3(3ΓΚ33ΐ3πκι — 

3ΐ3ΐβΓ3 ίίΙ(η9Γ3η8ΚΓΐηθ5ΐ)¥ΓΔ Ρυ01-υ8Ίυ3ΜΙΝΙδ·ΤΕβΐύ 

— ΡΟΚδνΑΚδΜΙΝΙδΊΈΚΙΕΤ ΡυοΙα3ΐυ8νοίηΐ3ΐ (^) — 

Ρ&ΏνβΠΒΓηβΚΙθη 3Ι8ΑΑ8ΙΑΙΝΜΝΙδΤΕΚΐΟ — 

ΙΝΚΙΚΕδΜΙΝΙδΊΗΚίεΤ ν3θ5ΐΰΓβΙίΐ5ΐθΓΐΙ{Β3ΐ(33 ~ 

Ββ(οΙ1ίπίη95ΓΕ9ί5ί®'·εβηΐΓ3ΐβη Κθ5Κυ5πΚο3ροΙίΐ3ΐ — 

06Π(Γ3ΐί(ΓΐΓηίη3ΐροΙΐ5εη 1.ίίΙ<Ι(υν3 ροΙίίΕί — βΰΓΐί93 
ροΐΐβθη Ρ3]3ν3(11θΐ3ΐ103 Ο — 

θΓβ38ΐ)βν3ΐ<η1η03ν&3βη<Ιβ1 δΟδΙΑΑΙ.1- ϋΑ 

ΤΕΚνΕΥδΜΙΝΙδΤΕΡίΟ 

Τνβηβπηχ^3(ιΐΓν3ΐ3υ(3ΐ<3η(3 — 

ΑΓΐ]€Ϊ3ΐΰ3)Τβ(3η3ΓηΓΚΐΕη Τ3<1(33ΪΒ3ΐ3υ(3Κυηΐ3 — 

ΡΓί>νηίη93π9πιηςΙβη ίδίΚβΙβίΙοε — 

Ι.3Ι<βπΊβ(1 βίενΒΓΚβΙ 

ΤεΓνε^^ΡεηΙτυοΙΙοη οΙΚευβΤυΓνεΙΐεΒίςυβ — 

Ιΐ3η33ΐ<ν<1<)30βη~(Γ3ΐεπ (ΰπ ΐΊβΙεανίτΡεη 

Τ3ρ3(υΓττΐ3νίΓ33ΐο — ΟΙ/εΙ<5ί3ΐΐ5νβΓΚε( 

691είΙγίεΓν3ΐ(ε8ΐ<ε5 — 5ίΓίΐ33Ι<εΓίΐΒΐ3<»ηΐΓ3ΐβη 

ΤΥΟΜΙΝΙδΤΕΡίΟ — ΑΚΒΕΤδΜΙΝΙδΤΕΡίΙΕΤ 

ν3ΐΐ3ΐ(υπη3Π3θνίΐ(εΙί]3ίπ ΙοίπιίβΙο ~ 

ΚίΙ(είί>ΓΐίΙ<ηίη95Γη3η-3βη5 Ιτγτί 

νείυοη (υτνερεΙΙοηΙτεΙιΙίοίΡεη ν33θ3ηοΚοΙΐθ3ΚυΚ3ε1 

— δ(3ΐΙΐ93 ίθΓΐ899η(η93Γ ίΰτ βεγΙβϋΚεπίΙβ 

Τγδηβυνοείο — ΑτΡεΙεΓ^ιίεΙ ί ΡίηΙεπΐΙ 
υΐΚΟΑδΙΑΙΝΜΙΝΙδΤεΚίΟ — υΤΚΙΚΕδΜΙΝΙδΤΕΚΙΕΤ 
νΑΙΤΙΟνΑΗΑΙΝΜΙΝΙδΤΕΡΪΐΟ — Ρ!ΝΑί«ΜΙΝ1δΤΕΚΙΕΤ 
ναΙΙίοηΟίοϋΐΙεη (3Γΐ(33ΐυ3ν}Γ38ίο -— δίεΤειτε 

ΓενίβίοηενΒτΙι 

νεΙΙΪοΚοΛΐΙσΓί — 3ΐ3ί5ΐ(οηΙοΓ6Ϊ 

νείΐιοη 1γδη3Γΐ(Ι<ίη3ΐ3ί(03 — 5(3(θη3 

3Γΐ:ε(3ΐττ3Γΐΐη3Ρ3νεΓΐ< 


813 ( 393 Γ 3 η(ίίοη(ΙθΠ 
-ΜΐυΟΜΙΝΙδΊΕΚΙΕΤ 


νβΓ0ΐΐ3ΐΙΙηΐ0 — 3Κ3ΐίβίθΓν3ΐ(Γίη9εη 
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ΕμττοροβικεΙο 
Εργοΰικείσ 
Ασφολοοΰικείο 
Διεύθυνση Σωι^ρονισμοΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕθνικΔ Συμβούλιο Παιδείας 

Κρατικό Γραφείο Χαρακτηρισμού Κινηματαγραφιιαύν 
Ταινιών 


Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 
Εθνική Ιατροδτκααηκή Αρχή 

Γραφείο Αττοζημίωσης Ατυχημάτων 
Αρχή Προστασίας αττώ Ακτινοβολίες 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΤΑ3ΑΣ Εθνικό Γραφείο 
Συνδιαλλαγής 

Κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής βιιούντων άσυλο 


ΥΠ0ΥΡΠ30 ΑΜΥΝΑΣ 
Ενοπλες Δυνάμας 
'ΛΚίνΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΝ 


ΦινΑανδικό Συμβούλιο Εργασίας 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 
ΥΓΟΥΡΓΕΙΟ αΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 


Κέντρο Μητρώων Πληθυσμού 
Κεντρική Αστυνομία Διώξεως Εγκλήματος 
Κεντρική Αστυνομία Τροχαΐας Κινήσεως 
Συνοριακή Φρουρά 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΜΩΝΙΚΠΝ ΥΠΟΘΕΣΕ£»1 ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗ¬ 
ΣΗΣ 

Γραφείο Προσφυγών Ανεργίας 

Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο 
(’) Μη τΓΟλεμικό υλικό. 


Ελεγκτικό Συνέδριο 
Δημΰσο Ταμείο 
Κρατικό Εργοδοτικό Γραφείο 
Υττηρεοίσ Δημόσιων Εσόδων 
Τελωνεία 

Κρατικό Ταμείο Εγγύησης 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 


ΣΟΥΗΔίΑ 


Α ίβη ίΰΓ άβ ΤτΙβ ΚοπείβΓΠΡ 

ΑΙΚοίιοΙίηερβΙιΙΙοπβη 

ΑΙΚοίιοΙεοάίΓποπίβηόιττηάβη 

ΑΙΙιτιίηηρ ρβοϊΐοηδίοπόβη 

ΑΙίΓηίηηΗ ΓβΚίΒίπρΙίοηΒΠβΓπηιΙ 

ΑΐΤΐύ3533<ΙβΓ 

ΑΓίιβΐ50θΓη3ΐοΙαη 

ΑΓΐ)βΐ39ίν3ΓνβίΚ, 3ΐ3ΐθη5 

ΑΓί)βΐ5ΐίν3(οηόβη 

ΑΓΐ)βΐ3ΐΙν3ΐη3ΐΙ(υΙε( 

ΑιΐΜίβιηΒτΚη 3θ55ίγΓβΐ5βη 

ΑτΙοβΙόΓηϊΙϊόΓοηύβη 

ΑΓΐ>β(5ΐτιίΙ)ΰΙη3(ίΙυΐΒΐ 

Αιΐ)ε(5ΐττΙΙίβπ3ηιηό, είβίβηε 

ΑΦβΙδίπίίϊΟνβΓΚβΙ 

ΑΓΚΚβΜυΓΓπυΒθθί 


ΑΓΓβπόεηίπτπάβΓ (12) 

Β 

ΒοηνοτΚεί 

Β 3 ΓΠ 0 ΙΤΐί)υ 05 ΙΤ) 3 ηπβΠ 

ΒβΓβΟηίπς ίΟτ υίν3Γ0θΓΐη9 3ν ΓττεάίοΙπεΚ πτβΙοίΙίΚ, 
3 ί 3 ΐβΠ 5 

Ββ5ν3Γ5ηΐΐΓηπ(ίθη ίοτ Γ3ίΐ5ίι)3Ιρ 
ΒϊΟΘΓβίόγΓύ, 3ΐ3ίΟη3 
ΒΓ 09 Γ 3 ίΐ 3 Κ 1 ΙβχίΚοη, ΒνβηβΚΙ 
ΒίΓ9ίίΐ33ΐΐθΐ3Π 

Βίβλίπρβ ΙθΙ<ηί3Κ3 η 093 ΐίθ (3 
ΒολίόΓϊηρϊπίΓΤίπϋβη 
ΒοβΙβύϊΚΓθόίΙηόΓΤτηό 3(3ΐθη8 (8ΚΝ) 

ΒονβτΚβΙ 

ΒΓ0Η3ί&Γεόγ993Τΐάθ ιόύβΐ 
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Βπ>ΙΐΜ«βΓηΐϊη(1ί9Ηθ(βη Βαοιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών 

ΒΓο«33ΐο<1θπίηη(1θη Επιθεώρηση Οινοπνεύματος 

Βνθ9<θί3ΚΓίη95Γύ<1βΙ ϊνμΡούΑιο Οινοπνευματωδών Προιδντων 

Γενικό Ταμείο Συντάξεων 

Γενικό Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωπίτν 

Πρεσβείες 

ΕργοδικεΙο 

Κρατικός Φορέας Δημοσίων Υπαλλήλων 

Ταμεία Ζωής Εργαζομένων 

Ιδρυμα Ζωής Εργαζομένων 

Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας 

Ταμείο Περιβάλλοντος Εργασίας 

Ίδρυμα Περιβάλλοντος Εργασίας 

Συμβούλιο Περιβάλλοντος Εργασίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων 

Αρχή Περιβάλλοντος Εργασίας 
Μουσείο Αρχιτεκτονικής 

Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12) 


Εθνικοί Σιδηράδρομοι 

Γραφείο Διαμεσολαβητή Παιδιών 

Συμβούλιο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Μέριμνας για την 
Υγεία (κρατικό) 

Εττιιροττή Προσφυγών Νσμικης Αρωγής 

Εθνικό Συμβούλιο Λογοκρισίας Κινηματογραφικών 

Ταινιών 

Σουηδικό Βιογραφικό Λεξικό 
Σχολή ΒΙτηΙΙΙα 

Τεχνολογικό Ινστιτούτο Βΐ 6 ΐίίη 9 β 
Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων 
Εθνικό Ταμείο Εγγύησης Στεγαστικών Δανείων 
Εθνικό Συμβούλιο Οικισμού 
Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης του Εγκλήματος 
Αρχή Αρωγής Θυμάτων Εγκλήματος 
Αρχή Αποζημίωσης Ζημιών λόγω Εγκλήματος 
Συμβούλιο Οικοδομικής Ερευνας 
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α 

06η(Γ3ΐβ ίο^$βI(3^1]υ^5ηΐ^ηπ(1θη 
0βηΐί3ΐ3 5(υ<)!βκ(ί)(ΐ3η3Γηη(ί«η 
^βπ4^^ιη^Γηη<^βη ίΰΓ 

ί3$ϋΒΐιβΐ3ΐΐ3θ 

Ο 

□3η34<β9$Ι(οΐ8η 

ββΐ3)η«ρθΚ(ίοηβη 

Ο« 1 β 9 β 1 ίοηβη ίΰτ υ«3π(ΐ3ΐ<β Ιηνβ3ΐβπη93ί &νβή9β, 

ΙδΑ 

Οβραιίβιτιβηΐβπ 
ΟοΓΠίΙαΙϊνβΓΚβΙ 
□ Γ3Γη3ΐί3ΐ(3 

ΙηβΙΗιιΙβΙ 

Ε 

ΕΚββΚοΙβη 

ΕΙ(οΙ)Γθ11ί!ηνη<(ΐ8ί'βΙβη 

ΕΙ(οποΓηί5(/Γηΐη93νβι1<β( 

Εΐ33ΚβτΙιβ(3νβΓΐ<β( 

ΕηβΓ8ίίηνη£ΐί9ίιβ(βη, 

5(3ΐβπ3 Ευ/Ρου-Γέίΐβΐ 
ΕχροΓ4Ι<Γβ(1Ι(η3ηΊηι1βη 
Ε)φθΓΐτί<1, δνβΓί9β5 
Ρ 

Ρ35ΐΐ9ΐΐ6(5[τι3Κΐ3Γη3πιη(ΐ6η 
Ρ3$(ί94ΐθ4$νβΓΚ, 5(3(Βη3 
Ρί( 1 βίΙίθπΐΓ»ιί 83 π 8 Γηη<ί 6 η 
ΡίΠβΠΕίΠϊρΕΜίαΠΒΠ 

ΡίϊΙίθπνθΐ1<βΙ 

ΡΙϊ8πι*<^ϊΡϊΓΐοβη1ιυΓη 

ΡΙν9(βΚηί3ΐ43 (ϋΓ$ΰΙ(33η9(3ΐ(βη 

Ρο1Κ)ι3ΐ3θίΠ34ί(υ(,3ΐ3ΐβη3 

Ροη^ίβη ίΟΓ ίυΙ<1- οοίι ΓΠΰΒβΙίΙοίΙΟΓ 

ΡθΓ5ΚπιΠ93Γέ(1βί ίΰΓ ιπίΐίΰ, 3 γθεΙΙ 3 πβπηςΒΓ οοΙι 
63ΓηΙι8!1-ί1>ν993ΐ<ίβ. Ροηηη33 

Ροηί4ίΙ<3(ϊοπ$νβι1(θ( 

Ρ6ΓΐϊΚηϊη93Πΐ3ηη3βχρθ<ίϊΙίοη, 3(3[βη$ 

ΡϋΓ$ν3Γ€(3 (0Γ$Ι<ηίη953η5[3ΐ( 


Κεντρική Ετητροττή 

Π&ραματΡζωΐιίν Εθνικό 

Συμβούλιο Υττοιροφιών Κεντρικό 
Συμβούλιο Κτηματολογίου 

Ανωτάτη Σχολή Χορού 
ΕτηθεώρΓίοη Δεδομένων 

Οργανισμός Προσέλκυσης Ξένων Εττενδύσεων 
(ΙηνοίΙ ίη έννοΟεη Α 9 θηον, Ι8Α) 

Υττουργεία 

Διοίκηση Δικαστηρίων 
Δραματική Σχολή 

Σχολή ΕΚβ 

Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος 
Αρχή Οικονομικής Διαχείρισης 
Συμβούλιο Ηλεκτραλογικής Ασφάλειας 
Εθνικός Οργανισμός Ενέργειας 
Συμβούλιο ΕΕ/Ε8Α 

Οργσνσμΰς Εγγύησης Επαγωγικών Πιστώσεων 
Σουηδικό Συμβούλιο Εξαγωγικού Εμπορίου 


ΡΰΓ3ν3ΓΒ(3 ΓηΒίβΤίβΙνβΓΚ 
ΡθΓ5ν3Γβΐ5 Γ3άί03η5ί3ΐ1 

ΡθΓ3ν3Γ3ΐΐί3ΐΟΤί8ΐί3 Πΐυβββί, 3ΐ3(βΠ3 
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Σώμα ΕττοπτΕίας Κτημαιομεατών 
Εθνικό ΣυμΡούλ<ο Ακινήιων 
Συμβούλιο Κληροόοτημύτων 
Χρημαιοοικοναμική Επιθεώρηση 
Εθνικό Συμβούλιο Αλιείας 
Αεροίατρικό Κέντρο Ίδρυμα 
Αεροναυτικών Ερευνών Εθνικό 
ΐΒρυμα Δημόσιος Υγείας Ταμείο 
Αρωγής ΜικρόΙόιοκτητών 

Ρ0Γ$νοηΙιδ9$ΙκοΙαη 

ΡόβνόκτηειΙτΙβη 

ΡΰΓ3&ΙΐΓΐη93Κα$80ΠΤΒ 

( 21 ) 

Ο 

ΟβπίβΚηΙΙίηβΓππόβη 

θΒθΙθ9ΐ3Κ8 υηόβ(3ΰΙ<ηίη9, 5ν6Π9Β3 

ΟααΙβΚπίεΚΒ ίπ3ΐί1υ{. $(3(00$ 

ΰ ΙΚΙ ηΤοπττ3ϋοπ9σθπ (γβΙθπ 
ΟΙ θ$Ρν9(^3ν6ΐ(το( 

θΓΒ(ΐ9Κ3 Ιη9(ι(υ(β( οοίι ίη5;ί(υ(Β( (ΰτ 
ΚοΓπππυπίΚ3-(ίοη- οοή τβΚΙβιτιυίόίΙεΙηίηθ 

ΟΓβηβλπΐηθβηίπιηόθπ ίότ τοΡίο οοίι τν 

ΟΰΙοέιΟΓ^β υηίν 0 Γ$ί(β( 

Η 

Η3πό«ΐ£θα((3π$ ΚυΚυτ- οοΗ ίπ()ό5τέκ1 
Η3ηι:Ιβΐ3θο((3η3 ρβηείοηεβιιβίβΚ 
ΜαηόίΚαρροπτΡυόΒΓηΒπηΕΠ 
ΗβηόίΚβρρτόό, 5(3 (θΡβ 
ΗονβΓίΙίοηιηιίβϊίοη, 8(3(βιΐ5 
Ηί5(0Γί$Ι<3 ιπυεοβΓ, 5(3(εη5 
Η)όΙρη;β0οΙ$Ιη£(ί(υ(ο( 

ΗονΓϊΚβΓΠΒ (6) 

ΗνΓ03η8ΓηηόβΓ (12) 

Η3Μβη3 (30) 

ΗβΙϊο- 00(1 5]υΙ(νόΓΐ1βη3 ΒηϊνοΓβπόΓτιπό 
Ηϋ9$Καΐ3π ΟβΙβτπβ 


Συμβούλιο ΠεριβαλλοντοΛογικών, Γεωπονικών 
Χωροταξικών Ερευνών 

Εθνική Εφορία Ο)(υρώοεων 

Εθνική Υπηρεσία Συνδιαλλαγής 

Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αμυνας 

Εφορία Υλικού Πολέμου 

Εφορία Στρατιωτικών Ραδιοεπικοινωνιών 

Εθνικά Πολεμικά Μουσεία 


Ανωτάτη Σχολή Πολέμου 
Ένοπλες Δυνάμεις 
Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
( 21 ) 


ΗΟηΒλοΙβη ί 03νΐΒ 
Ηό99λοΐ3η I Η3 Ιγτι$( 3<1 
ΗΰςεΚοΙοη ί Κοίπιατ 
ΗΰΒϊΚοώη ί ΚβΓίϊΚΓοηβίΚοηπβόϊ 
Ηό 98 λοΐ 3 η ί ΚΓίείΙοπείοϋ 
Ιιϋ9Γβ ΙΊΰ95ΐ(οΐ3η ί δΚΟνόβ 

1 -Ιΰ 93 Κοΐ 3 η ίΤΓΟίΙίιθίΙβητυόΰονβΙΙθ 
Ηϋ 93 Κοΐ 3 Π ρό ΟοΚαηά 
Η098λοΙεν6τΚ6( 

Ηό98(3 άοιηβίοΐβπ 


Ηΰ 98 λοΐ 3 π ί Βοτ 03 
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Συμβούλιο Γονιβιακής Τεχνολογίας 
Εθνική Γεωϋαπική Υπηρεσία 
Εθνικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο 
Κέντρο Δηλητηριάσεων 

Εθνικός Οργανισμός Ανάτττυξης της Υπαίθρου 

Ινσπτούτΰ Γραφικών Τεχνών και Ανώτατη Σχολή 
Επικοινωνίας και Διαφήμισης 

Εθνική Επιτροπή 

Ρσ&απϊλεόρσσης Πανετηστήμιο 

ΟΰώόοΓρ 

Οίκος Ναύτου 

Ναυτικό Αττομαχικΰ Ταμείο 

Διαμεσολαβητής Θεμάτων Αναπηρίας 

Εθνικό Συμβούλιο Αναττήρων 

Εθνικό Ίδρυμα Διερεύνηαης Ατυχημάτων 

Εθνικά Ιστορικά Μουσεία 

Ιδρυμα Βοηθημάτων Αναπήρων 

I 

ΙίΐΓθΙί3ίιβ0ΒΚοΐ3η I δΙοοΚίιοΙτη 
Ιηερολιίαηβπ ίΟτ εΐΓΒΐορίΒΚβ ρτοάυΚΙβτ 
Ιηεΐίίυί ίότ όν99η3ά3ίθΓ3ΐ<ηίη9. ΐΙαΙοπΒ 
ΙπΒΐΙΙυΙ ίΟΓ βΚοίορίΒΐί ίιόΙΙΙ)3Γΐτθ(, βΟΙβηβ 
ΙπΒίίΙυί ίΰΓ ΚοπιπιυηίίιαίίσηεαηαΙχΒ, βίαίοηβ 
ΙηείΙΐυίίόΓ ρ$νΙτσ5οε<3ΐ πιίΐίόπιοάΐοίη, Βίρίοπε 
ΙΠΒΐίίυ) ίόΓ ΒόΓΒΚίΚ υΙΡίΙάπϊηρΞΒΐΰά 
ΙηεΙίίυΙβΤ ίΰτ 3ώβΐ5Γη8ΓΗπ3εΐ8ροΙί(ί5ΐτ υΙνότΟβΓίπρ 
ΙπΒΐΐίυΙβΙ ίβτ τχπκΙΓχείλ 
Ιη${ί(υ(ίθη38(νΓ6ΐ3Β, 5(3 (βΠ 5 
Ιη5όηηί9593''3πίίάόΓττηόΒη 
I η(Β9 ταίΙ οηενθ τΧβί 

Ιη(βΓπ3ΐ(οηβΙΐ3 3<1ορΙίοη8ίΓό9θΓ, δίΒίΒΠΒ ηΒπηηιΙ Τότ 
ΙπΐΒΓΠ3ΐίθηβΙΐ3 ΡΓΟ9Γ3ίπΙ<0Π(0ΓβΙ ίΰτ 

υ1ίιίΙ(1ηίη93θΓΤΊΓ00βΙ 

] 

μοπΙόΓυΧίνοτλ, βΟΤεηε 

ϋυείίΙίβΚΒπείΒΓΠ 

ϋόπΐ6ΐ31ΙοΙΙΐθ[5θΠΐΟυά5Γη3ηπβη 


Εφετεία (6) 

Περιφερειακά Δικαστήρια Μκτθωπκών Διαφορών {12} 
Δικαστικές Φυλακές (30) 

Ειπιροπή Ιατρικής Ευθύνης 

Ανωτάτη Σχολή ΟΒίβτηβ 

Ανωτάτη Σχολή Βογ05 

Ανωτάτη Σχολή Θίνΐβ 

Ανωτάτη Σχολή ΗβΙιτιβίΒά 

Ανωτάτη Σχολή ΚθΙπιβΓ 

Ανωτάτη Σχολή Κ3Γΐ3ΐίΓθπ3/Κοηηβί)γ 

Ανωτάτη Σχολή Κτίβΐίβηβοά 

Ανωτάτη Σχολή 3Κΰν0Β 

Ανωτάτη Σχολή ΤΓΟίΙίιόάβη/ίΙΟΟενΒΐΐΒ 

Ανωτάτη Σχολή ΟοΙΙβηά 

Εφορία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ανώτατο Δικαστήριο 


Κ 

ΚΒΓΠΓΤΙΒΓίίΟΐΙβςίβΙ 
Κ3ηΐΓη3ΓΓ3ί{βΓη3 (4) 

Κ3Γΐ5(3θΒ υπίνβΙΒίΙβΙ 

ΚΒΓΟίίΠΒλΒ ΙπείίΐυΙοί 

ΚΒΟιίΧΒΐίβίπΒρβΚΕίοηΒη 

ΚοΓππιβτΒΚοΙΙβςίυΓπ 

Κοηοβ38ίοπ5π3ιτιη0βη ίΟτ ΓηίΙϊΰϊίίγάά 

Κοη}υηΚΙυΓίη5[ίΙυΙβΙ 

ΚοηΧυΓΓεη3νθΓΚθ[ 

ΚοπϊίίΒοΚ 
Κοη5(ίιϋ95Κοΐ3Π 
ΚοπϊΤπιυεββΓ, είοΐβη® 
Κοη3ΐη3Γ5η3ηηπ0βη 

ΚοηΒίΓόΟ. 5ΐ3ΐβΠ3 

ΚοπδυΙβΙ 

ΚοπευπιεπΙνθίΙίβΙ 

ΚππιίηβίΙοληΐίλβ ΐΒΡοΓΒίοπυιπ, 3ΐ31βη3 
ΚπΓηϊπβΙνόΓΡθπί Γβ9ίοηΧ3η5ϋβΓ (4) 
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ΑνωτήΐΓ) ΣχοΑή Σωματικής Αγωγής Στοκχόλμης 

Ετηβεώρηση Στρατηγικών Προϊόντων 

Συμ^ύλκ) Οκοόομικής Έρευνας 

Εθνικό Ίβρυμα Οικολογικής ΑειφορΙας 

Εθνικό Ίδρυμα Συγκοινωνκιλογικών Ανολύοεων 

Εθνικό Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Ιατρικής 

Εθνικό Ίδρυμα Ειδικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 

Ινστιτούτο Αξιολόγησης ΠοΑιπκής Αγοράς Εργασίας 

ΙνσηιοΟτο ώιαστημιιό^ς Φυοικής 

Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Περίθαλψης 

Ταμείο Παρακαταθηκών 

Εφορία Κοινωνικής Ένταξης 

Εθνικό Συμβούλιο Διασονορκικών Υιοθεσιών 

Διεθνές Γραφείο Προγράμματος Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Εθνική Εφορ^ Γεωργίας 
Καγκελαρία Δικαιοσύνης 
Εφορία Ισΰπιτας 
Ευκαιριών 

ΚΓίπτΙηρΙνότάερηεΟΙϊΟΓπει (35) 

ΚπιηΙη3ΐνότά3$(νΓοΐ3θη 

ΚΓίΞΐΙΠ33Κοΐ3η 

ΚΓοηοίο0Ρθΐτιγηάΐ90βΙθΓη3 (ΊΟ) 

ΚυΙΙυπόά, εΙαΙθΠΕ 
ΚυπθΙ. θίΡίίοΙβΚβΐ 
ΚυΠ0ΐ. ΚοηεΙίτδςελοΙοη 
Κυπρί. ΜυείΚΙτόρεΚοΙρη 
ΚυπθΙ. ΤβλπίίΙίΡ Μΰ95λοΐ3η 
Κυ3(ί}βν3ληΙπ9εη 

Κν3ΐί1βΐ5- οοίΐ ΚΟΓΠρβΙβηβΓόό, ΒίΒίΕΠΒ 
ΚδΓπλΓ3ΤΟη3ρολ(Ιοη. 3ΐ3(βηβ 

ί 

ίρςίΓόάβί 

Ι.3ηΙΡαιλ3υπίνβπ1θί, 8νβΓί3β3 
Ι.3πΐΓπ31βηνβΓλβ1 
ϋπλόρίη35 υπίνετείΐοΐ 

1.ίνηΐ3ίΚ3πΐΠΤ3Γθη, 3ΙΐθΐΓ!θ3ίβΓ5 5(ο« οοΙτ Η3ΐΙνϊνΐ3Κ3 


Εισηγητικό Συμβούλιο (ΚαπτπτριΚεΗΙβςίθΙ) 
Διοικητικό Εφετείο (4) 

Πανετπστήμιο Κατίείειά 

Ίδρυμα Κ3ΓαΙΙη3Κ3 

Εθνική Ετπθεώρηση Χημικών Ουσιών 

Εθνική Επιτροττή Εμπορίου 

Ανηπροσωπία Προστασίας του Περιβάλλοντος 

Ινσπτούτο Οικονομικής Συγκυρίας 

Αρχή Ανταγωνισμού 

Σχολή Χειροτεχνίας 

Ανωτΰτη Σχολή Καλών Τεχνών 

Κραπκά Μουσεία Τέχνης 

Συμβούλιο Καλλιτεχνικών Επιχορηγήσεων 

Εθνικό Συμβούλιο Καλών Τεχνών 

Προξενεία 

Αρχή Προστασίας Καταναλωτών 
Κραηκό Ιατροδικοσηκό Εργαστήριο 
Περιφερειακές Σωφρονιστικές Εφορίες (4) 


ϋνβτποίΐβίενβιΐί. Βΐ3ΐθη3 
Ι-Ιυό- οαΐι ϋίΙόοΓλίν, εοΐοηβ 
ΕοηβΓίίηβρβΚΙίοηβη 
ίυίΙίΒΓίΒνβΓίΤΕί 
Ευίθό ΙαλπίβΙο υπίν6Γ3ίΙβ1 
Ευηΰ3 υηίνθΓβίΙβΙ 
υΐίβιτιοιΙβΙενβιλβΙ 
1.3η33Γΐ56ΐ5η3ιηηά6ΓΠ3 (20) 
ίόΠΕΓίΤΙΟΙΤΊΒ (23) 
ίόηβΒίγΓΟίΒΟΓΠΒ (21) 

13Γ3Γΐιδ95ΐίοΐ3η ί 31οολΙτοΙπτ 

Μ 

ΜαΙπιδ όδρελοίβ 
ΜαπίΙΙΟΒΚσίαη 
Μ3ΓΚπ3ϋ8(ίθΠΊ5ΐθΙθη 
Μβά1ίη9ίίη3ύΙυ1β1 

Μ6(βθΓθΙθ9ί3Κ3 οοΤι ίτγϋΓΟίΟφίβΚΗ ίηεΙίίυΙ, δνβΓϊρββ 
ΜίηιπύοηβνβΓίίβΙ 


πτυεββΐ 
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ΜΙΙΙΟΓηβοβίιοΙΟΓ Σωφρονιστικΰ ιδρύματα (35) 

ΜΐωιδρίΙίΟΐβη Εφορία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων 

ΜοδβτπΒ ητίΐ3β«( Σχολή ΚτΙίΒηρ 

Εκτελεστικές Υπηρεσίες (10) 

Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού 
Βασλική Βιβ^οθήκη 

Βασιλική Ανωτΰτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Βασιλική Ανωτύτη Σχολή Μουσικής 
Βασιλικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
Ακτοφυλακή 

Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας και Ικανότητας 
Εθνική Ετπθεώρηση Πυρηνικής Ενέργειας 


Νομοθετικό Συμβούλια Σουηδικό 
Γεωπονικό Πανετπστήμιο Εθνική 
Γεωδαπική ΥττηρεσΙα 

Πανετπστήμιο ϋηΚΰρΙηρ 

Βασιλικό Οπλοστάσιο, Κάστρο δλοΚΙοβΙθτ και Μουσείο 
ΗθίΙννγΐΒίο 

Εθνική Αρχή Τροφίμων 
Κρατικό Οιτπκοακουστικά Αρχείο 
Ετπθεώρηση Λαχείων 
Υπηρει^α Πολιπκής Αεροπορίας 
Τεχνολογικά Πανεπιστήμιο ΙπΙεά 
Πανεπιστήμιο ίυπά 
Οργανισμός Φαρμάκων 
Νομαρχιακά Εργασιακά Συμβούλια (20) 

Νομαρχιακά Διοικητικά Δικαστήρια (23) 

Νομαρχιακά Συμβούλια (21) 

Παιδαγωγική Ακαδημία Στοκχόλμης 


Πανετποτήμιΰ ΜοΙπιό 
Σχολή Κωφαλάλων Μ^πίΙΙο 
Αγοραΰικειο 

Εθνικό Διαμεσολοβητικΰ Ίδρυμα 

Σουηδικό Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ίδρυμα 

Ετπ τροπή Μεταναστεύσεως 

Ιτρατιωπκές Σχολές 

Πανεπιστήμιο Κεντρικής Σουηδίας 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
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Μυ£θβΓ ίδί νΪΓΐ<]£ΐ(υϋΐ)Γ, 5ΐ3ΐβΠ5, 

Μυ5ΐ)<53Γηϋη93Γ. βΐβίθηβ 
Μνη<#θ1’0ΐβη ίϋί· 1<ν3ΐϊ(ΐ0ββ(1 ^ΛθβυίΜΙίΙηΙπφ 
Μνη(Ιΐ9)ιβ(θπ (0Γ 8νβΓΐ903 η9IυηIνθ^8^(βι 
Μ9ΐ3Μ3ΐθη8 ^698ΐ(θΐ3 

Ν 

Ν3(Ιοη3ίΓηυ5θυΓπ 

ΝβϋοηθΙΙΙ ΟθηίΓυπι ίΰΓ ηθΧΐϋθΚ Ι9Γ3ηΐΙβ 
Ν3ΐυΓ4ιΐ3ΐθΓΐ8ΐ(3 ΓΐΙ(3Π)υ8β3ΐ 
Ν3(υ[ν9κΐ3νβι1(θ( 

ΝοηϋεΙο ΑίπΚ3ίπ3ΐΙ(υ(6( 

Νο(3ΐΐ0η9ιπη(1βη 

Ν3Γηη<)θη ίΟΓ οίίβηΐϋς υρρίιβηι1Ι1π9 
Ο 

Οίηΐ3ΐι<ΐ5·ΤΊ3ηηβη ηιο( (1ΐ5ΚΓΐΓηΙηβΓΐηο ρί θΓυηιΙβν 
88χυβΙΙ Ι999 πΙπ9 

Οπηΐ7ΐΐ(:ΐ3Γτΐ3ηηΒη [πο( εΙηίβΧ 

Ρί$Ι(πηΊΐπ8Γ|η9 Ορ8Γ3Μ695ΐ<οΐ3η ί 
δΙοοΧΡοίΓη 
Ρ 

ΡΒίεηΙ- «ρ Γβ9ί5ΐΓβΓίη93νβΓΐ<β1 
Ρ3(βη11ΐ68ν9 ΓΒΓβΚθΠ 

ΡβηβΙΟΠβνβΡΐ, 313(635 

ΡΘΓ80Γ- 00(1 3((ΓΘ88Γβ9ΐ3ΐθΓη3ΓηηΡ, 

5(3(605 

ΡΙ)Ιί(νθΜ(, Τθ(3ΐ1ϋΓ5ν3Γθΐ5 
Ρθΐ3 ΓίΟΓδΚη ίΠ983β(ΐΓ6ΐ3[ΐ3ΐβ( 

ΡοΙίεπίϊηΡίρΡβίβΓ (21) 

Ρθε(- ΟΟΡ (ΒίβΒίνΓΟίΒΘΠ 

ΡΓθΓηίθρθη5ίοη3Πΐ/ηΡί9ΡθΙβη 

ΡΓθ58(0(ΐ8η3ηιηΰβη 

Η 

Ρ3((ίθ- 00(1 Τν-νεΓΐ<6( 

Κθ9βπη93ΐ(3η5ΐίβ1 

Κβ90'''Γΐ95<·®·'βΓΐ 


Κραπκϋ Μουσεία Παγκόσμιου Πολιπσμαύ 
Κρατική Μουσική ΣυΑΑογή 

Οργανισμός Προχωρημένιις ΕτιαγγεΑματικής Κατύρποης 
Οργανισμός Ιουηδικοίι Ανοιχτού Πσνετπστημίοο 
Ανωτότη Σχολή ΜβΙβίΐΙαΙοη 

Εθνικό Μουσείο 

Εθνικό Κέντρο Ευέλικτης Μάθησης 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Οργανισμός Προστασίας του Περιράλλσντος 
Σκανόιναβικΰ Ινστιτούτο Αφρικής 
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος 
Επιτροτιή Κρατικών Προμηιθειών 

Διαμεσολαβητής εττί Διακρίσεων λόγω Γενετήσιου 
Προετανατσλκ^ού 

Δαμεσολαβητής εττί ΕΒνοφυλετικών Διακρίσεων 
Ανωτότη Σχολή Οπερας, Στοκχόλμη 


ΡίΚ53ημΚν3ηθ9ιτι(>β(θΙ 

ΚίΙ(53ΐ1ίίνθ( 

ΚίΚβίιαπΚβη 


ΗΕνίΒΟΓϊπΒΓπηάθη 
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Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και 
Σημάτων Δικαστήριο προσφυγών 
Ευρεσιτεχνίας Οργανισμός Συιπάξεων 
Δημόσιων Υπαλλήλων Κραπκό Μητρώο 
Πληθυσμού και Διευθύνσεων Εφορία 
Υποχρεωτικής Εργασίας/Παλλάίκής 
Αμυνας Γραμματεία Πολικών 
Εξερευνήσεων 
Αστυνομικές Αρχές (21) 

Οργανισμός Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών Οργεινισμός 

Ετηκουρικών Συντάξεων 
Ετπτροπή Επιχορηγήσεων Τύπου 


ΡαδιοτηλεοτΓπκό 
Συ μβούλισ Γραμματεΐα 
Κυβερνήοεως Συμβούλιο 
της ΕπικρατεΙας Σώμα 
Ορκωτών Λογιστών 
Εθνικό Γ ραφείο 

Αρχαιοτήτων Αρχεία του 
Κράτους Κεντρική 


Τράπεζα της Σουηδίας 
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βΙΚβύΐββηβ 1ΰ(ν3ηπΐη9$Ι<οη(οτ 
βΐΚβ<ί39β''® οηιΙ>ιι<ΐ8Γη8π 
Γβνί50ΓβΓ 
βίΙ(5Κ}Γ3θΚΓίΠ95νθ(1ςβ( 
βίΙΐβββΙςΙβΚοπΙΟΓθΙ 
ηίΙ(3ρθ1ί$3(νΓβΐ5βΠ 
ΡΐΙΚϊΐονβίοηΐνθΓΚβΙ 
(ΉΚββΙοΜβνβΓίΐβΙ 
Ρ!1ΐΜ(Γβηΐ(βη 

ηίΚβυΙ$ΙβΙΙηίπ93Γ, εΐίίΐβίββπ 

βίΙ(5έΚΐ393ΐβη 

ΚνπιιίΕίγιβΙβθπ 

ΤΰΓ Ιιν99ηβ(ΐ5ίθΓ5Κπίη9. 5ΐ3(ΒΠ$ 

Β4(1βί ίΟΓ 9Γυπ£)Ιβ99βη<)β 

(ιθ3$Ι(αΙευ(ΙιίΙ(!πίη9 

β3(1ΐίΠΪη95νβΓ^, 5(3(βΠ5 

ββ Η$1ι] βΙρ8πινη(1ί9)Ίβ1βη 

Η&((5ηιβ<1 ίςί η31 ν6Γί(βΙ 

5 

δ3Γηβ£ΐ<οΐ8ΐνΓθΐ£6η οο)ι ε^ητΊθεΚαΙΟΓ 

33Γηβ(ίΠ9βΙ 

3]δ(3Γΐ8νβΓΚβΙ 

3ίδΜΪ5ΐθίϊ$Ι<8 ΓΠυβββΓ. 5ΐβ1βη5 
δΙϊβΚβΓπ^ηδίςίιβίθΓηβ {10} 

5Κθ95£ίν(βΐ3βπ 

δΚοΙνβΓΚ, 3ΐ8ΐβη5 

5ιηίΚ8ΐίνΰ(ΐ5ίπ3)ίΙυ(βΐ 

8(χ;ί3ΐ3 ΙγΓβΙββπ 

ΞρΕθΐ3ΐρΕδ39α9ί5Κ3 ίη3ΐί(υίΕ( 

ερβΰίβΙβΙιοΙβητ^/πδί^δβίΕη 

δρτδΚ- οοή ΓοΙΚπιίηηΒΕίηΕΐίΙυΐΒΐ 

5ρΓ3η9ΐΐΓηη83ίηΕρθ(ί{οηΕη 

3ΐ3ΐ3η* ρΕΓ£αηΓΒ9ί5ΐΕΓη3ηηηϋ, δΡΑΚ-ηίπιηδΕπ 

5(3<ί3(ί3ΐ(3 οβηίΓΕίΡγΓ^η 

5ΐ3ΐ8ΚοηΙθΓΕΐ 

εΐαοΚίιοίΓτΐδ υηίνθΓϊίΙθί 


Τρήμα Διοικητικού του Κοινοβουλίου 
Κοινοβουλευτικός Δημεοολαβητής 
Κοινοβουλευτικοί Ελεγκτές Λογαριαομών 
Εθνικό Ιβρυμα Κοινωνικών ΑσφαλΙοεων 
Υττηρεσία Δημόσιου Χρέους 
Εθνική Αστυνομία 
Εθνικό Ελεγκτικό Γροκρείο 
Γραφείο Δημόσιου Θησαυρού 
Οργανισμός Δημόσιων Συγκοινωνιών 
Εθνικό Ιδρυμα Περιοόευουσών Εκθέσεων 
Γενική Εισονγελίσ 
Εθνικό Συμβούλιο Διαστήματος 
Κρατικό Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας 
Συμβΰύλο Βασικής Τριτοβάθμιας 
Εκτταίδευσης 

Κρατικές Σωστικές Υττηρεσίες 
Οργανκ^ΰς Νομικής Αρωγής 
Εθνικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής 

δΤγΓθίΒΕΠ ΓΟγ 3θΚΓΒ0ίΐΕΓίπ9 οοή ΙθΚπίίίί λοπίτοΐί 
51ϊτβΙίΕη ίθΓ ίηίΕτηβΐίοπΕίί υΙνεεΚΙίπΒϊ- 
53Π13Γ0Ε(Ε, δΙΟΑ 


δίτέίελγόόϊίηεΐίΐυΐ. εώίθπ* 
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Λαπωνική Ιχολική Εφορία και λαπαινικύ σχολεία 

Λαπλι^νική Βουλή 

Διοίκηση Ναυτιλίας 

Κρατικά Ναυτικά Μουσεία 

Οικονομικές Εφορίες (10) 

Διοίκηση Δασών 

Εθνικάς Οργανισμός Παιδείας 

Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων 

Κοινωνική Πρόνοια 

Ίδρυμα Ειδικής Παιδαγωγικής 

Εβνικός Οργανισμός Ειδικών Εχολείων (Κωφαλάλων) 

βΙγΓβΙββη ίβτ ρογΚοΙορΙβλΙ 
ίδτονοΓ $νβηοΙΐ8 ίηοΙΚυίοΙ 
δβΚβΓίιεΙβροΐΒβη 
δδόβΓίβΓηε ΚδθβΙίΟΐα 

Τ 

ΤβΙδοΙι»- οοΙτ ρυηΙίΙεΙίΓΐηοΙιίδΙίοίβΚβΙ 
ΤβΕΐβΓίΐΰρΕίΐΟίΟΙΙ 

ΤβΚηΐβΚΕ ΓίτυεββΙ, οΙίΒβΙοθπ 
ΤίηςεΓόΙΙβτηΕ (72) 

Τ)8π3(βΓ0Γε[395πόπΊπάθη ίβτ 

όοιποΙσΙονΕοοηΡεΙ 

ΤοίΒΐίδΓΟνΕΓΘΙί ί0Γ5ΐ(Πΐη3ΒΐΠ5ΐίίυ( 

ΤΓ3η$ροιί(οΓ5ληίη93μβΓθΕΐηίη9βη 

ΤΓ8Π3ρθΓΐΓ0άε( 

ΤυΙΙνειΙίβΙ 

ΤυΓί3ίάΒΐε9ατίοηοπ 

υ 

υητβό υηΙνΒΓ5]Ιβ[ 
υη9()οη33ΐγΓβΐ3βπ 
υρρ33ΐ3 υηΙνβΓ3ί1ε( 
υΐΙ3ηηίη93η3ΓππάΒη 
υ<3Εόθ3ΚοπΐΓθ1Ι, 3)3ΐεη3 


Ινστιτούτο ΔιαλεκτολογΙας και Λαογραφίας 

Εθνική Ετηθεώρηση Εκρηκτικών 

Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού 

Κεντρική Σταησπκή Υττηρεσία 

Σουηδικός Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης 

Πανετηστήμιο Στοκχόλμης 

Κρατικό Ιδρυμα Ακτινοττροσταοίας 

Οργανισμός Διαττίστευσης και Τεχνικού Ελέγχου 

Οργανιαψΰς Διεθνούς ΑνστττυξκΗτής Συνεργασίας 

(δίΟΑ) 

Συμβούλιο Ψυχολογικής Αμυνας 
Σουηδικό ινστιτούτο 
Ασφάλεια του Κράτους 
Ανωτύτη Σχολή Νότιας 
Στοκχόλμης 

Βιβλιοθήκη Τυφλών 
Ανωτύτη Δραματική Σχολή 
Ίδρυμα Τεχνολογικού Μουσείου 
Τοπικά Δικαστήρια (72) 

Εττιτροπή ΕττιΑογής Δικαστικών 
Λειτουργών 

Ίδρυμα Ερευνών Παλλείίκής Αμυνας 
Συμβούλιο Μεταφορικών Ερευνών 
Συμβούλιο Μεταφορών 
Διοίκηση Τελωνείων 
Οργανισμός Τουρισμού 

Πανεπιστήμιο υπίθό 
Συμβούλιο Νέας Γενιάς 
Πανεπιστήμιο Ουψάλας 
Ετπτροπή Αλλοδαπών 
Κρατικό Ινοτιτούτο 


Σπόρων 
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V 

νβίΓΠγΓΚΗΒίίβΙΘΠ 

νθΙΙβη- οοή 0ν1ορρ5η3πιη<1, δίβίβηδ 
νβΚβηΰ νβ Γ(Ι οιπδίοΐθ η 
νβίΚβΙ ίβΓ ΙιΟςίΚοΙθββΓνίςβ (ΥΗΒ) 
ν6(1(β1 Κγ ίηηονδΙΙοηδδγβΙβΠΊ 
(νίΝΝΟΥΑ) 

νβΓ)(β( ίΰΓ πίίπη9δΙίν$ιι(νθδΚΗη9 

(ΝυΤΕΚ) 

ν0ΐβί15ΐΐ3ρ3Γ&£ΐβΙ 

νβ(θΓΐπ3ΓπΊθΐΙ)θίηδΙ(3 3Π3(3ΐ(, δίβίβπδ 

νβρνβΓΚθΙ 

ν^ποΓ^ΚοΙβη 

ν3χ{ΰ υηΙνβΓδΚβΙ 

νάχ(30Γΐπ3(ηη({, δΐδίβηδ 


Εκλογική Αρχή 

Κρατική Ετπτροπή Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης 

Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Υδάτων 
Εθνικός Οργανισμός Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Οργανισμός Καινοτομίας (νίΝΝΟΥΑ) 
Οργανισμός Ανάπτυξης Εττιχειρήσεων 
(ΝυΤΕΚ) 

Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών 
Κρατικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο 
Οργανι^η^ός Οδοποιίας 
Σχολή ν^ηβΓ 
Πανεπιστήμιο \/9)ή0 


Κρατικό Ινστιτούτο Φυπκών Ποικιλιών 
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Α 

ΑΜβοθππνπΰΙς ίιβΙβΓΠΒ 
Α£ΐ>3θΚ38ΐ<θΐ3η 

ο 

ΰίθϋΓΟ ιιηίνεΓΞΚθΙ 
ΰβΙβΓνίη^βΒΐΐοΙβη 
0νεΓΐ]β(βΙΜ3νεΐΓβπ 
ΟνθίΏίν^^ΙεΒΓ (ΰί είνΙΙ ίΐθΓθΐίδΚερ 


Περιφερειακές Εισαγγελίες (6) 
Σχολή Αβίίασίο 

Πανεπιστήμιο Οιβέιεο 
Σχολή ΟΒίβΓνέηβ 
Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων 
Οργανισμός Πολιτικής Αμυνας 


ΗΐωίνΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

— ΟβόΙπβΙΟίίίοΕ (Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου) 

ΟΙνΙΙ δθΓνΙοβ ΟοΙΙβρθ 
ΟίΠοθ οί Ηιβ Ρ3Γΐΐ3ΐπθη(3Τϊ Οουηβοΐ 
■— ΟοπίΓο! Οίίίοβ οί Ιηίοιπΐ3(ίθΡ (Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών) 

— ΟΙΐθΓίΙγ Οοπιπιίοοίοπ (Ετπτραπή Φιλανθρωπίας) 

— ΟτοΜίπ ΡΓΟοεουϋοη δβτνίοθ (Υπηρεετία Ποινικών Διώξεων) 

— Οτοννη ΕοΙβΙβ ΟοιΤ)Πΐί35ίοπβΓ5 (λ/οΐβ ΕχρβπάιΙυΓε ΟηΙγ) 

— ΗΜ Ουείοπιβ Βηά ΕχοίΒβ (Τελωνεία και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης) 

— ΟοραιΐΓπβηΙ ίοτ ΟυΙίατθ, Μβάίβ Βπά δροτί (Υπουργεία Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού) 
Βιΐΐίβίι υΡεοιγ 
Βπΐίοίι Μυοουιπ 

ΗΙοΙοτίο ΒυίίάίηΒβ οπό ΜοηυηεηΙο ΟοπτπΓΐΐΞοίοη ίοτ ΕπςΙοηά (Εη^ΙίοΙι Ηεπίορρ) 

ΙπιρθΠ3ΐ νιίΒΓ Μυδουιπ 

ΜυοβυπτΒ ΒοεΙ βοΙΙβΓίεο 0οπτπτί55ίοη 

Ν3ΐίοπ3ΐ ΘβΙΙεγυ 

ΝοΙίοηοΙ Μ3ΓίίίΓηε Μυεουπτ 

ΚετίοηρΙ ΡοΠΓΒίι ΟΒίΙετγ 

Νοίατοί Ηίαίοτγ Μυοευπτ 

ΡαγοΙ ΟοπΊΓπίεΒίοη οη ΗίείοποοΙ ΜαπυεοτίρΙε 

ΡογαΙ ΟοΓππιίεΒίοη οη Ηί3(οπο3ΐ Μοηυπιβηΐβ οί ΕπρΙβηΡ 

ΡογοΙ Ρίπο ΑγΙ Οοηιηηί33ίοη (Επρίοπά) 

δοϊβηοθ Μυδβυπι 

ΤβΙο ΠοΙΙοΓγ 

νίοίοπΒ βπγΙ ΑΙάβτΙ ΜυΕθύΐπ 


νΥοΙίβοθ ΟοΙΙβοΙίοη 
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— ΟβρβιίΓηβπΙ ίΟΓ ΕΰυοδΙίοη 3ίκ1 5Κ11Ι3 {Υπουργείο ΠαιΟεΙας και Δεξιοτι^των) 

ΜίβίιβΓ Εάυοαϋοη ΓυηάΙηβ ΟουηοΗ {ογ ΕπήΙ3Π(1 

— ΟθρβίΙπίθΓΐΙ ίοε ΕηνίΓοηεηβηί, Ροοεί βιιΡ ΚογηΙ ΑϊΓβϊγβ (Υπουργείο Περιράλλοντος. Τροφίμων και Υπαίθρου) 

ΑβεΙουΙ(υΓ3ΐ Οννβίίίης ΗοιίΒβ Αείνίδοπγ ΟαπππΙΙΙβθΒ 

ΑρεΙουίΙυεβΙ ίβηι) ΤΓΐΙ>ίΐη3ΐ5 

ΑριΙουΚυΓβΙ νί{ 39 θ 3 Βο 3Γ(] 3ηεΙ ΟοΓηπιΚΐΕβε 

ΟβΗΙθ ΒΓ3βείΙπ9 ΟβπΙτβ 

€ουη(Γγ5ΐΡβ Αρβηογ 

ΡΙβπί ΥβιίβΙγ ΚίθίιΐΒ ΟίΠοβ 

(ΐογ 3 ΐ ΒοΙβπίο ΒεγΡοπε, Κβνν 

Ρίογ3ΐ Οοπ)πιΐ35ίοη οη ΕηνίΐΌηπθηΐΒΐ ΡοΙΙυϋοη 

— ΟβρβΓίπίθηί οί Ηββίΐίι (Υπουργείο Υγείας) 

ΰβηΙτΒί Οουποίί ίοΓ ΕΡυοαΙίοπ απΡ ΤΓοίπίπρ ίη δοοίβΙ ννοιΚ 
□βηίαΙ ΡεαοίΙοβ ΒοογΡ 

ΝαΙΙοηβΙ ΒοβγΡ ίΰε ΝυΓεΐΓ 0 , ΜίΡωίίβΓγ 3 ηΡ ΗθβΙΙίι ΥίειΙίΟΒ ίοϊ ΕπρΙαπΟ 
Μ 3 ΐίοη 3 ΐ ΗββΙίίϊ ΒβΓνίοθ 31ε3ΐβ0ΐο ΗβοΙΙΡ ΑυΙίιοπΙίοΒ αηΡ ΤευβΙ® 

ΡεβδΟΓίρΐίοη ΡΓίοίη 0 ΑιιΐΡοπΙγ 

ΡυΡΙίο ΗβΒίΰι δοενίοο ί,ΒΡοΓΒίΟΓγ Βο3ΓΡ 

υκ ΟΕηΙιπΙ ΟαυηοίΙ Γοε Νυε^ίης, ΜίΡινΙίοεγ 3ηΡ ΗβαίΙΡ νίυΚίπρ 

— ΟβρΒΓίπιεπΙ ίΟΓ ίπΙεπίΒΐΙοηβΙ ΟθνοίορπιβηΙ (Υπουργείο Διεθνούς Ανΰπιυξης) 

— ΟερθΡιπβπΕ ίοε ΝαίίοηαΙ Βονίηρβ (Υπουργείο Εθνικι^ς Αποπιμίευσης) 

— Οθρ3ΐ1ηΐθη[ίοεΤί3πίροΡ (Υπουργείο Μεταφορών) 

ΜβτίΙίηηθ 3 ηΡ ΟοαεΙβυρτΡ Αςοπογ 

— ΟθρΒίΐΓπβηΙ ίΟΓ ννοίΚ αηΡ ΡβπκίοπΒ (Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων) 

ΟίΒΗάίίίΙγ ί-ίνίης ΑίίοννβπΟθ ΑΡνίβοτγ Βο 3 γΡ 
ΙηΡορβηΡοπΙ ΤΓΐΡυη 3 ΐ βθτνίοβ 

ΜθΡίοβί ΒοβγΡβ αηΡ Ε)( 3 πιίηίη 0 ΜβΡίοαΙ ΟίίίοετΒ (νι/ΒΤ Ροηϊίοηβ) 

ΟοουροΙίοηοΙ ΡβηδίοΓΗ ίίθ9υΐ3ΐοΓγ ΑυΡτοΡΙγ 

Κο0ΐοη3ί ΜθΡίεαί Βοτνίοθ 

500131 δοουΠΙγ ΑΡνίΒΟΐγ ΟοπιιπίΙΙββ 

— ΟβρΒΓίΓΠβηΙ ο( ίΡβ ΡτοουΓΔίΟΓ ΟβηθΓ 3 ί 3 ηΡ Ττοοευτγ 3οΙίαΙθΓ (Διαρκής Γραμματεία και Νομική Υπηρεσία 
Δημοσίου 

θησαυρού) 

ί.β 03 ΐ &βΟΓΒΐ3Γί3( Ιο Οΐβ ί3νν ΟΡίΟβΓβ 
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— ΟβρΒΓίπιβηΙοίΤΓβίΙβ ΒΠίΙ ΙηϋυίίΓγ (Υποορνί!» Εμπορίου και Βιομηχανίας) 

ΟβηίΓΗΐ ΤκαποροΓί Οοηβυ 1(3(1 νο ΟοιπΓπΙΚβββ 

ΟοΓηροΙίΰοη ΟοπΐιπίβΕίοπ 

ΕΙθθ(ι1οΙ(χ ΟοτπΓΓίΐηθθβ 

ΕιπρΙοχηιβπί ΑρρβΡί ΤίΚιυηβΙ 

ΕΓηρΙονπθΓΚ ΤΓΐ(}υη3ΐ3 

633 Οοπΐυηπθίβ' Οοϋτκ^Ι 

ΝαΙΙοηβΙ ννβΐ9^ΐ5 3Π<1 ΜθββυΓβδ 1,3ΐ30Γ3(0Γγ 

ΟΚΙοθ οί ΜΗπροννβΓ Εοοηοπι1ο3 

Ρ3(3η( οηΐοθ 

— ΕχροΓί ΟίβΟΙΙβ 6υ3Γ3η(ββ ΟβρΒΓϋπαηί (Οργανκιμύς Εγγύησης Επαγωγικών Πιστώσεων) 

— ΡοΓθΙβη 3η(1 ΟοΓΠΓΤίοπννβαΚΙι ΟίΠοβ (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινσπολιτείσς) 

ννικοη Ρ3τ(< ΟοηίθΓθποβ Οαηΐτβ 

— ΟονθτηητβηΙ Αο(υβΓγ·8 ΟβρβΓίττίθηΙ (ΑνεΑογισυκή Υπηρεσία του Κράτους) 

— ΟονοΓττΓηβηΙ ΟοτπΓπυηΙοββοηΒ ΗββάςιΟΠθΤΒ (Κυβερνητικά Αρχηγείο Ετπκοινωνιών) 

— Ηοητθ ΟίΠοβ (ΥττουργεΙο Εσωτερικών) 

ΒουηάβΓγ ΕαιπιηΙδΡίοη ίοτ ΕηβΙβηιΙ θαπτίηρ 
Βοατά (ΟΓ 6 γ 63( ΒτίΟίη ΙηεροοίΟΓβ ο( 

ΟθΙΤ3(3Ρυΐ3Γν Ρ3Γ0ΙΘ Βθ3Γ(1 3ΙΤ(1 1.0031 

ΚβνΙθΤΝ ΟΟΓΙΤΓΤΊίΗβββ 

— Ηουββ οί ΟοΓΓπτοπΒ (Βουλή των Κοινοτήτων) 

— Ηουδβ οί ί-ΟΓάβ (Βουλή των Λόρδων) 

— ΙηΐΒπΰ Κβνοηυβ, Βθ3Γά οί (Διοίκηση Δημόσιων Εσόδων από Εγχώριες Πηγές) 

— Εΰίΐ! Οτ3ηοαΙΙθΓ'3 Οβρατίητβπΐ (Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

ΟΡουίί ΟίίϊοβΒ βηΰ Οτοωη, ΟουιΚγ Βηά ΟοιπδΙηβό Οουτίε (ΕπθΙθπςΙ θπά νΥαΙθε) 

ΟοΓΠέιίηοα Τβκ ΤηίτυηβΙ 

ΟουηοίΙ οη ΤήΟυηοΙε 

Οουτί οί ΑρροΒΐ — 0ΓίΓπ1η3ΐ 

Ιιηπτΐ9Γ3(Ιση Αρρ6ΐΐ3(θ Αυ(1τθΓίίίθ3 

Ιιπιπίρτείίοπ Αόίυόίοοίστε 

ΙπτπτίρΓαΙίοη Αρρβαίε ΤπΡυηοΙ 

13003 Τ τί1ιυιτ3ΐ 

Ε3νί ΟοΓΟΓηΙίβΙοη 

1.6Θ3Ι Αίό Ρυηό (Εη^Ιβπά 3πΡ ίν3ΐβ5) 

ΟίίίοΕ οί (ίΐθ δοοί3ΐ 5βσυπ(γ ΟοηηΓηΐ35ίοηβΓ5 


ΡβΓΤ5ίοη3 Αρρβ3ΐ ΤηΡυπ3ΐ3 
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ΡϋΙιΙίΕ Τηΐ8ΐ ΟΗΙοβ 

δυρΓβιτιβ ΟουΓΐ ΕΓουρ (ΕπΗί^ΠίΙ ΜΐΙββ) 

ΤΓβηΒροΓί ΤπΙίυηΒΐ 

— ΜΙηΙβΙιν οίΟβίβηοβ (ΥιτοϋργεΙο ΑμΟνης) 

ΜβΙθΟΓΟίορΙ^^Ι ΟίΠοθ Οβίθηοθ 
ΡτΌοιίΓβπιβηΙ Αςρβπεν 

— Ν3(ίαη3ΐ Α35θΓπΙ}Ιν ίοΓ ννβίββ (ΕβνοοιίνέΑευοη Ουαλίας) 

ΗίρίΐθΓ Εϋυυαϋοη Ρυπιίΐηθ ΣυμβοιίΑιο Ιογ ννβίβΒ 
ίοο3ΐ ΟονβΓπππαηΙ ΒαυπΡβιγ ΟαιτίΓπΙκβίοπ ίοΓ νν3ΐ63 
Ρο^3ΐ ΟοιτίΓΠίδΐίοη ίοΓ Αηοίβη( 3Π() ΗΙ5 (ογΙο 3Ι ΜοηυηπβηΙβ ίη νν3ΐβ$ 
νβΐϋβϋοη ΤηΡυΓΒί® (ννβίθκ) 

ννβΙεΡ ΝρΙίαπαΙ δβΓνΙαβ ΛυΙΡαπΙίεδ αηιΐ ΤΓυεΙβ 
ννθΙβΙτ Ρβη) Α85β38Γπ6η> Ρ3ηβΐ8 

ννβΐ8ίι Ν3ΐίση3ΐ Βο3γϊΙ ίΟΓ ΝυΓΐΙηρ, ΜΜννϋβίν 3Γ)() Ηθ3ΐΙίι νίεΙΙίπβ 

— Ν3βοη3ί Αυ^I^(ΟΑι^θ (Εθνικό Γραφεία Ελέγχου Λογαριασμών) 

— ΝβΗαποΙ Ιπνβ3ΐπΐΒπ( 3πΡ ί.ο3Π5 ΟΙϊίοβ (Εθνική Υπηρεσία Επενόύσεϋυν και Δανείων) 

— ΝΟΓθιβΓπ ΐΓβΙβηιΙ Α35βΓπΡΙγ ΟοππΓπίεβίοη (Επιτροπάτο Συνέλευσης Βόρειας ΙρΑανόΙσς) 

— ΝοΓθιβΓπ ΐΓΒίαηό Οουιΐ δβινίοβ (Υπηρεσία Δικσεπηρίων Βόρειας ΙρλανΟίας) 

ΟοΓοηβΐΐ Οουιΐε 
ΟουηΙγ Οουιΐΐ 

ΟουΠ ο( ΑρρβαΙ 3π(1 Ηίρίι ΟουεΙ αί ϋυςίίοο ίπ ΝοΓίίιεΓΠ ΐΓβΙαηό 
ΟΓοννη ΟουΠ 

ΕηίσΓοβΓΠθηί οί ϋυθθθπιβηίε Οίίίοβ 
1.3931 Αίό Ρυπό 
Μ39ί5(Γ3ΐβ5 ΟουΠε 
Ρθηβίοπβ ΑρρββΙε ΤΓίΡυηΒίε 

— ΝοεΙΙΐθΓη Ιεβίβηθ, ΟβρθΓίπιβηΙ Ιογ ΕιηρΙογΓηθη» 3ηό ίθΒΓπίης (Υπουργείο Απασχόλησης και Μόρφωσης Β Ιρλανδίας) 

— ΝοΠόβεη ΐΓθΐ3η<), ΟβραΓίτησπΙ Ιογ Ρθ9ίοη3ΐ ΟβνβΙορπιβηΙ (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Β, ΙρΑανΰίσς) 

— Νοάίιβπι ΐΓθΐ3ηό, ΟβρεάτηβηΙ (ογ δαοίΒΐ ΟονθΙοριπεπί (Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας) 

— ΝαάίιοΓπ ΐΓθΐΒπό, ΟερρΓΐπτθΠΐ οϊ ΑρπουΙΙυΓβ βηό ί^υτοΙ Οβν&ίορΓπβη! (Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης 
Γπς 

Υπαίθρου Β. Ιρλανδίας) 

— ΝογΜιθιτι ΐΓΡίΡπά, ΟβρΗΓίΓτιοηΙ οί ΟυΚυτσ, ΑγΙβ βηά ΙείβυΓβ (Υπουργείο πολιτισμού, Τεχνών και Ελεύθερου Χρόνου 

Β. 

Ιρλανδίας) 

— ΝοάλιβΓΟ ΐΓβίΒπά, ΟθρΒΓίΓτίθπΙ οί Εόυοοίίοη (Υπουργείο Παιδείας Β. Ιρλανδίας) 

— ΝοιΘίογπ ίΓε(3πά, Οβρατίπιβη! οί ΕηΙσΓρΓϊβθ, Τισάβ θπά ΐηνοοϊΓτιοηί (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και 
Επενδύσεων 

Β. Ιρλανδίας) 

— ΝοΓίίιβπι ΐΓρίοπά, ΟερΒΓίιπβπΙ οί ίΐιβ ΕηνίΓοππιβπΙ (Υπουργείο Περιβάλλοντος 8, Ιρλανδίας) 

— ΝΟΓίίιβΓΠ ΐΓΒίαοά, ΟθρατίιπθηΙ οί ΡίπβηοΒ 3ηΰ ΡθΓ^οηηβΙ (Υπουργείο Οικονομικών και Προσωπικού Β. Ιρλανδίας) 

— ΝοΠίΐθΓΠ ΐΓβΙάηά, ΟβρΒάιπβηΙ οί ΗβαΙΙΙι, δοοιοΙ ΚθίνΙοβο υπό ΡυόΙιο ΒαΓοίγ (Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 

και Δημόσιας Ασφάλειας Β. Ιρλανδίας) 

~ ΝοΓίΙιβίη ΐΓβΙαηά, ΟβρΒίΙιπβηΙ οί Ηίρηθί βηά ΡυεΙΙιεΓ ΕόυςβΙΙοη, ΤτοίηΙηα βηά ΕπιρΙογπιβίνΙ (Υπουργείο 
Ανώτερης 

Παιδείας και Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Απσσχάληιπις Β. Ιρλανδίας) 

— ΝοΓΒτβτΓ Ιτβίβηΰ, ΟίίΙσβ οί ϋιβ ΡΙκί ΜίηίϊίβΓ 3ηά Οβρυΐγ ΡίεβΙ ΜΙηί3ίθΓ (Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρου 
ίΐς 

Κυβερνήσεως Β. Ιρλανδίας) 
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— ΝοίΙΙιβπι ΙίβΙβηΰ ΟίϋΟθ (Υπουργείο Β. ΙρΑαν 6 ίας) 

ΟΓονίΠ δοΙΙοΙΙοτ'β ΟΓΠοβ 

ΟβρΒΓίιπβιΚ οί ίΡβ ΟϊΓβοΙΟΓ οί ΡυΙ)1ίο ΡίΟΒθουΙίοπΒ ίΟΓ ΝοΓίΙιβΓη ΐΓβΙοηϋ 

ΡοΓβπΒίο Βοίβηοθ Α 0 θηον οΓ ΝαηΡβΓπ ΐΓθΙοηϋ 

ΟίίΪΜ οί ΟίΐΙβί ΕΙΘΟ(οΓΟΙ ΟίΠοΟΓ (ΟΓ ΝΟΓΐίΐβΓΠ ΐΓθΐΒΠΐΙ 

ΡοΙίςβ ΒβΓνΙοβ οί ΝοιΚιθγπ ΙγθΙογκΙ 

ΡΓΟΪΙΟΙΙοΠ ΒοβΓύ ίΟΓ ΝΟΓίίΊΘΓΠ ΐΓβίβηΰ 

3ΐ3ΐβ ΡοΒίΟΐΟδΐίΙ δΟΓνΙΟβ 

— Οηΐοθ οί ΡβΙγ ΤΓΟίΙΙηΒ (Υπηρεσία Προσταοίας Κσπιναλωτών και Ανπιγωνισμού) 

— Οίβοβ (οΓ ΝβίίοηοΙ Βίοΰίίίοβ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) 

ΝοΙΙοηαΙ ΗθβΚή 3βτνίσβ ΟβπΙταΙ 

ΟίΟοθ οί Ιίιβ Ρ3Γΐΐ3Γηβηΐ3Γν ΟοτηΓΠΐϊβίοηβΓ ίοΓ ΑϋιπίηίϊίΓΡίΙοη 3ηεΙ ΗββΙΙίι ββτνίσβ ΟθΓηπιΐ55ίοηβΓ3 

— ΟίΗσβ οί Ιίιβ Οβρυίγ ΡγΙιπθ ΜίηίεΙθΓ (Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως) 

ΚβηΙ Αρέεβριττβηί Ρ3ηβΐ5 

— ΡργπιωΙθΤ θοπετοΙ'ε ΟΙϊϊοβ (Γραφείο Πληρωμών Δημοσίου) 

— Ρθ5ΐ3ΐ Βυκίποε® οί ίήθ Ρθ3ΐ Οίίίσβ (Ταχυδρομικές δραστηριότητες Οργανισμού Ταχυδρομείων) 

— Ρτίνγ ΟουηοΗ ΟίΗοθ (Γραφείο Συμβουλίου του Στέμματος) 

— ΡυδΙίο ΚβσοτΐΙ ΟίΒοβ (Γενικά Αρχεία του Κράτους) 

— ΡογαΙ ΟοπτπιΙβΒίοη οη Ηίϊίοτίορ! ΜΒηοεσπρΙε (Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Χειρογράφων) 

— Κογβί ΗοβρίΙβΙ, ΟίιβΙηρά (Βασιλικό Νοσοκομείο 0 ίΐθΐ 3 θ 3 ) 

— ΚογρΙ ΜίπΙ (Βασιλικό Νομισματοκοττείο) 

— ΚυΐΈΐΙ Ρ 3 γιπβηΐ 8 Αθβηεγ (Οργσνισμΰς Αγροτικών Πληρωμών) 

— ΒοοΟθηΟ, ΑυάίΙΟΓ-ΟορβΓΕί (Γενικός Επιθεωρητής Σκωτίας) 

— βοοΙίΒπό, Οτοννπ Οίίίοβ από ΡτοουταΙΟΓ ΡίίΟαΙ δβτνίοβ (Γενική Εισαγγελία Σκωτίας) 

— βοοίίοηΟ, ΟοηετΒΐ ΡβΒίοίθτ (Μοβ (Γενικό Ληξιαρχείο της Σκωτίας) 

— 3οοίΙαηά, Οαοεη'^ από Εοτό ΤτορδυΓΟΓε ΡΒΤτιβπιΡΓαηοθΓ (Εφορία Αδέσποτων Αγαθών Σκωτίας) 

— ΒοοΗβηά, ΡΙθρίβΙβΓβ οί δεοίίΒηά (Κτηματολόγιο Σκωτίας) 

— Τίιο 3οο1ΐ3Π(ί ΟίΠοβ (Υπουργείο Σκωτίας) 

— ΤΙτθ 80011 ( 3(1 Εχθουθνθ ΟοιροΓΒΐθ δθτνίοθβ (Εταιρικές Υπηρεσίες του Σκωιικού Εκτελεστικού) 

— Τίιβ δοοΙΙίβΙι Εκθουΐίνβ Εάαοαίίοη □οραΓίιπβηί (Υπουργείο Παιδείας του Σκωπκού Εκτελεστικού) 

Ν 3 (ΐοπ 3 ΐ ΘαΙΙθτΙοβ οί δοοΐΐαηά 
Ν 3 ΐ 1 θΠ 3 ΐ ΕίΡτΗΓγ οί δοοΙίΒΠΟ 
Ν 3 ΐίοη 3 ΐ ΜυοευπίΒ οί δοοίΐΒπά 
δοοίίίϊΡ ΠίςόβΓ ΕΟαοβίίοπ ΡυηύίηΒ Οαυηείί 

— ΤΙιβ δοοΗίβίι ΕχοουΙίνβ ΟθνβΙορττίθπΙ 00031101001 (Υπουργείο Ανάπτυξης του Σκωτιχού Εκτελεστικού) 

— Τίτο δοσΙΙίβΙι ΕχβουΙίνβ ΕπΙθτρτίΒβ 3ηΰ υίβίοπΒ ίβ3πιιπ9 Οβρατΐπιβηί (Υπουργείο Επιχειρήσεων και Δια Βίου 
Μάθησης 

ίου Σκωπκού Εκτελεσπκού) 

— ΤΙιβ δοοΤθοίι ΕχθουΙίνθ Είπαηοο (Υπουργείο Οικονομικών του Σκωπκού Εκτελεστικού) 

— Τίΐθ δκιηίΒί) ΕχβαιΙΙνβ Ηο3)»ι ΟβρβΓίτηεοί (Υπουργείο Υγείας του Σκωπκού Εκτελεσπκού) 


1.0031 ΗοαΙΐη ΟουποίΙδ 
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ΝβϋοηβΙ Βο 3Γ(1 ίοΓ ΝυΓ3ΐη9, Μ1<1«ΙίθΓν 3η(3 ΗβθΙΙίι νΐδίίίπς ίοΓ δοοίΐΒΠίΙ 

δοο11ΐ8ίι ΟουηοΙΙ ίοΓ Ρθ3(βΓ3<1υ3<ο ΜβίΙίοβΙ 
ΕΰυοβΙίοη 8οο111ί(ι ΝΗΐΙοηβΙ ΗοΒίΙίι δβΓνίςβ 
Αυΐίιοπίίββ Βπΰ ΤΓυ3ί3 

— Τ(ιβ δοοΚίβίι ΕχβουΙΙνθ ϋυβίΐοβ ΟβρβηηίθηΙ {Υττουργεία Δικαιοσύνης τοο Εκωτικού ΕκίϊΑεστικού) 

Αοοουηΐ3ηΙ οί ΟουΛ'β Ο^οβ 
Ηΐ9ίι Οουιΐ οί ϋυβΙΙοΐΒΓγ 
ΟουΓΐ οί δβϊίΐοη 
Η Μ Επιθεώρηση οί ϋοπβΙβϋυΙβΓγ 
ί30<ϊ3 ΤτίΡυηβΙ ίοΓ δοοΒθηϋ 

ΡθίοΙβ Βο3γ<) ίοΓ δοοΙΙβπΰ 3η<1 Ι,οοηΙ ΚβνΙβνν αοιπιηΙΙΙββΒ 

Ρβη3ΐοη3 ΑρρβαΙ ΤΓίΡαπαΐβ 

δοοΚΙβίι ίοηΟ ΟουΠ 

8οο((ΐ3ί) ίβνν ΟοππιπΙββΙοη 

δΙιβΓίίί ΟουΓίβ 

3οοΙ(ΐ3ΐι ΟγιιτιΙγοΙ Κθοοηί ΟίίΙοθ 

δοοίίΐβίι ΟγΙιόθ δηυαύ 

δοοΗίϊίι ΡίΓβ 8βινΙθθ ΤΓΒΐηΙηρ 8ηυ3(1 

300(11311 ΡοΙΙοθ αοΙΙβ 9 θ 

8οοΐ3ΐ 8οουΓΐ(ν ΟοΓππιΙοβίοηοΓβ' ΟΚίοο 

— Πιο 8οο(Ιΐ8ί> ΕχθουίΙνθ ΚυΓθΙ Αίίθύβ ΟθρΗΓίπιβηΙ (Υπουργείο Υπαίθρου του Σκωιικού Εκτελεστικού) 

0Γ0ί(ΒΓ5 Οσπιπιιί33ΐοη 
ΡΙβύ ΟβοΓ ϋοπίΓπίεβίοη 
ΒβηΙ Α83θ33Γηβη1 ΡαηοΙ απύ 0οιτιπιί1!ΒΕ3 
ΚογοΙ ΒοίΒπϊο ΟθΓίίθη, ΕιΙίπίίυΓρίι 

Κογβί Οοιππιίββίοη οη ΙΙιβ Αποίβηί θπϋ Ηί3(οπο2ΐ ΜοηυπίθηΐΒ οί δοοίΐοπι! 
ίΐογαΙ Ρίπβ ΑγΙ ΰοΓΠΓηΐ53ίοη ίοτ δοοΙΙοηι) 

— Τίιβ δοοΒίδίι ΕχβουΙίνβ 5βθΓβΐ3Γΐ3( (Γραμματεία του Σκωτικού Εκτελεστικού) 

— ΤΙιβ δοοί(ΐ5ίι Ρ3Γίί3ίτΐθηθΓγ ΒοΟγ ΟοφΟΓβΙβ (Εταιρικό Σώμα του Κοινοβουλίου της Ικιυτίας) 

— 3οο1ϋ5ίι Κβοοπί ΟίΒοθ (Γραφείο Ικωιικών Αρχείων) 

— ΗΜ ΤΓβ33ϋΓν (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) 

— ΟίΠοβ οί ΟονβΓΠΓΤΊβηΙ ΟοΓΠΓΤίθΓΟβ (Γροφείο Κρατικών Προμηθειών) 

— Τίιβ νν3ΐβ3 Οίίιοβ (Υπουργείο Ουαλίας) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 


ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται ως: 

1. α) «Τεχνικές προδιαγραφές», όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που ττεριέχονται 

ιβίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα σπσηούμενα χαρακτηριστικό ενός υλικού, ενός προϊόντος 
ή μιας προμήθειας ειΟών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να 
αντσποκρίνονται στη χρήση για πιν οποία προορίζονται εατό την αναθέτουοσ αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτό 
ττεριΑαμβάνουν τα επίττεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδίασμά για όλες τις χρήσεις 
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμττεριΑαμβανομένων των διαδικασιών 
σχετικά με τη διασφϋλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη 
συσκευαοία, τη σήμανση και ιην εττίθεση ετικετών, καθώς και διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. 
Περιλαμβάνουν εττίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου 
και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού 
χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών 
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βκπάξεων, αχειικά με τα οΛοκΑπρωμένα έρνα, καβώζ και με τα υΑικά ή τα στοιχεία ττου συνιστούν τα έονα 
αυτά* 

Ζ κΠρότυτιο»: η τεχνική ττροδιαγραφή ττοο έχει εγκριθεΙ από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα 
τοποποίηοης, 

ετταναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οττοίας όμως η τήρηση δεν είναι υττοχρεωτική και εμττίτττει σε 
Μ'α από τις 

ακόλουθες κατηγορίες; 

— διεθνές πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο αττό διεθνή οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί ατη διάθεση του κοινού, 

— ευρωπΟΓκό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης ττου έχει τεθεί στη 

διάθεση του 

κανού, 

— εθνικό πρότυπο; πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. 

3. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»; η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της κατάλληλόπ]τας ενός προϊόντος για 

συγκεκριμένη 

με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, με βάση τα εγγενή χαρακτηρισπκά του 
προϊόντος και 

τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται αττό τον οργανιιητό 
που είναι 

αναγνωρισμένος για το σκοττό αυτό αττό το εκάστοτε κρότος μέλος. 

4. «Κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή που έχα εκπονηθεί σύμφωνα με θιαδικασίσ 

αναγνωρισμένη από τα 

κράτη μέλη και έχει δημοσιευθεί στην Εττίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. «Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»; κάθε πρόίόν το οποίο εκπονείται από τους ευρωττΟϊκούς οργανισμούς 

τυττοττοίησης, πλην των 

επίσημων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΠΣ 


προκηρυξεβ: 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΙΙΑ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΕΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ* 

1. Χώρα της αναβέτοοσας αρχής· 

2. Εττωνυμία της αναθίτουσσς αρχής- 

3. Διεύβιινση τοα «προφίλ αγοραστή» στο ΔιαβΙκτιιο (υΚΙ)· 

4. Αριθμΰς(-οΙ) αναφοράς της ονοματολογίας ΟΡν· 


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚ«=ΥΞΗ 


1. Εττωνυμία, διεΟθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσσς αρχής και, εάν 
δισφίρουν, 

υπηρεσίας από την οποία μπορούν να Ααμ^άνονται πρόσθετες πληροφορίες και, σε περίπτωση συμβάσεων 
έργων ^ 

υπηρεσιών, των υπηρεσιών, π.χ. η σχετική κυβερνητική ιστοθέση, από τις οποίες μπορούν να λαμβύνονται 
πληροφορίες 

σχετικά με το γεντκΰ ρυθμισπκό πλαίσιο για φόρους, περιβαλλοντική προσπισία, προστασία της απασχόλησης και 
συνθήκες 

εργασίες οι οποίες ισχύουν στον τόπο στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση, 

2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, όπ πρόκειται γτα δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα 
εργαστήρια 

ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας. 

3. Φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης- σε περίπτωση που το έργο 

υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, βασικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών σε σχέση με το έργο- 
εφόσον είναι 

διαθέσιμη, εκτίμηση του κόστους στο οποίο θα κυμαίνονται οι προβλεπάμενες εργασίες· αριθμΰς(-οί) 
αναφοράς 

ονοματολογίας. 

4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέττονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναφης της ή των συμβάσεων, σε 
περίπτωση 

δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών σνΰ κατηγορία. 

5. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, άπ πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. 


6. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες. 

7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η 
δημοσίευση 

παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» 

8. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καΑύτπεται ή όχι από τη συμφωνία. 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔίΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες με διαπραγμάτευση: 

1 Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της σναθέτουσας αρχής. 
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2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι ττρόκειιΐϊΐ γιο δημόσια σύμ^οη που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε 
προστατευόμενα 

εργαστήρια ή να εκτελεαθεΙ μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας. 

3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμ^σης. 

β) Κατά περίτΓτωση, αηιοΑόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην ττερίτπωση των κλειστών 
διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση). 

γ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. 

6) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. 

ε) Ενδεχομένως, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριαομού [στην περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή με 
διαπραγμάτευση διαδικαεπών, στην περίτττωοη που προβλέπεται στο άρθρο 30, τταράγραψος 1, στοιχείο 

α)]·; 

4. Τύπος της σύμβασης. 

5. Τόπος εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων η τόπος παροχής των υπηρεσιών. 


6 , 


■ φύση και έκταση των εργοσιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να αναφέρονται ιδίως τα 
οποιαδήποτε 

δικαιώματα προαιρέσεως για την ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, το 
προσωρινό 

χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν τταρατάσεων. 
Εάν το 

έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται αε πλείονα τμήματα, αναφορά της τάξης μεγέθους των Οιαφόρων 
τμημάτων 

σριθμ6ς(-ο0 αναφοράς της ονοματολογίας, 

— πληροφορίες για ιο στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την 
εκπόνηση 
μελετών. 


_οτην περίτττωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας- 

πλαΐσιο, , , , ο. 

συνολική εκπμώμενη α{Γα των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνιας-πλαίσιο καθώς και, στο 

μίτρο „ . 

δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα ουναφθουν, 

7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να 
υποβάλουν 

προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα. 

8, Προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων ή διάρκεια της σύμβασης έργων και ει 
δυνατόν, προθεσμία έναρξης ταυ έργου. 


9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 

10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. 


11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: 

ο) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της 
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά 
έγγραφο της σύμβασης, 

β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών, 

γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων. 

12. σ) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης 


δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες). 
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γ) ΔιεύθιινοΓΐ στην οττοΙπ πρέπει να βιαβιράζονται. 

6) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνιάσοονιαι. 

13. ΐτην περίτπωση των ανοικτών ΕιαΕικασιών: 

α) πρόσωιτα τα οποία ετπτρέπεται να παρίσιαντσι στην αποσφράγιση των 
προσφορών, Ρ) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών. 


14, Κατά ττερίτπωση, σπαιτούμενες εγγυήσεις. 


15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατύίεων. 


16. Ενδεχομένως, νομική μορφή Τήν οποία θα πρέπει να περιΡληθεΙ μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, 
στην οποία 

κατακυρώνεται η σύμΡαση, 


17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οτιοΐα ενδέχεται να 
ετηφέραυν τον 

αποκλεισμό τους, και απαιτούμενσ στοιχεία ράσει των οποίων απαδεικνόεται ότι δεν εμττίπτουν στις 
περιπτώσεις ττ™ 

δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του 
οικονομικού 

φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες γιο την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων 
οικονομικού 

τεχνικού χαρακτήρα ττου θο ττρέττει νρ ττληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιατο εττίττεδο ή Ελάχιοτο εττίττεοα 
ικανοτήτων 

που ενδεχομένίΛίς ατταιτούνται. 


18 Για πς συμφωνίες-πλαίσιο; αριθμός, ενδεχομένως, μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των οικονομικών 
φορέων ττου ,λ ^ 

συμμετΰσχουν, ιτροβλεττόμενη διάρκεια τ^ς συμφωνίας-πΛαίσιο. με διευκρίνιοη, ενδεχομένως, των Λόγων ττου 
δικαιολογούν 

διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών. 


19 Για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να 
αναφέρετσι, ενδεχομένως, η χρησιμοποίησα διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου νσ μειώνεται 

προοδευτικά , ^ 

αριθμός των ττρος συζήτηση λύσεων ή των προς διαττραγμάτευση προσφορών. 


20. Γη τις κΑείοτές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην ττερίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας ττεριορισμού του αριθμού των 

υποψηφίων , ,κ * · 

καλούνται να υποβάλλουν προοφορύ, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν, να 

αναφέροντσι ^ ? 

ελάχιστος αριθμός και, κατά περίτττωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προί3λέττετσί και τα αντικειμενικό 


κριτήρια 

ετπλογής αυτών των υποψηφίων. 


21. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες). 

22 Κατά περίπτωση ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεΙ από την 
■ αναθέτουσα 

{διαδικασίες με διοπτρσγμάτευση). 


23 Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 152, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: 
«χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον αυμφέρουσσ από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστουν 
την πλέον συμφέραυσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών 
σναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του 
ανταγωνιστικού όισλόγου, στο ττεριγραφικό έγγραφο. 


24, Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 

διαμεσολΰβησης . ^ , 

Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή. ενδεχομένως, επωνυμία, 
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δεΟθυνση, αριθμΰς 

τιτλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική ήιεύθυναη της ιπτπρειΛις σττώ την οποία μπορούν να 
λαμ^ονται 
αυτΐς οι πληροφορίες. 

25. ΗμερομηνΙα<-ες) της δημοοίευαης της προκαταρκπκής προκήρυξης σύμφωνα με ης τεχνικές προβιαγραφές 
δημοσίευσης 

που αναφέρονται στο παράρτημα VIII ή μνεία της μη δημοσίευσής της. 

26. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

27. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή 6χι απά τη συμφωνία. 

ΑΠΛΟΥείΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 
Ι, Χώρα της σνσθέτουσας αρχής. 

1 Εττωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 

3. Εττανάληφη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικά σύστημα αγορών. 

4 Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα 
σχετικά με το δυναμικό αύστημα αγορών. 

5. ΑνηκεΙμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό (-ούς) αναφοράς της ονοματολογίας «ΟΡν* και ποσότητα ή 

έκηιαη της 

σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. 

6. Προθεσμία υποβολής των ενβεικπκών προσφορών. 

™ωΓΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΙΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 

2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 126) (αρχικό 22 λάθος από οδηγΓο), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής, 

3. Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακιηρισπκά του έργου. 

4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 

5. Κριτήρια ανάθεσης πις σύμβασης. 

6. Αριθμός των -παραληφθεισών προσφορών. 

7. “νομα και διεύθυνση του ή πυν ανσδόχων. 

8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που καταβλήθηκαν 

9. Αξία της (πυν) επιλεγείσας(’ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη 
κατά 

ανάθεση της σύμβασης 

10. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία ετε τρίτους. 

11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

_ · ττου 

δημοσίευσης 

περιλαμβάνονται στο τταράρτημα VIII. 

12. Ημερομηνία αποστολής τής παρούσας προκήρυξης. 

13 Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 

Δ°ϋκρο4^ις'^6σον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, 

^ ^ ^ ρ ^ 

πιλεφώνου και τήλεομοιοτυτιίος καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να 

λαμβάνονται 
αυτές οι πληροφορίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΒ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΕΪΙ «η κ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Ι Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της ανσθέτουσας αρχής 

2. α)Τδττος εκτέλεσης 

5) Αντικείμενο της παραχώρησης, φύση και έκταση των ερνασιών 

3. ο) Κατειληκπκή ημερομηνία για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων 

β) Διεύθυνση στην οποία πρέττει να διαβιβάζονται 
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει νσ συντάσσοντπι 

4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι 

5. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης 

6. Ενδεχομένως, το ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους 

7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

8. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, 
βιαμεσολάβησης. 

Διευκρινίσεις όσον αφορά πς προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, 
διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρετ^ας από την οποία μπορούν να 
λαμβάνοντοι 
αυτές οι πληροφορίες, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΓ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 


1. σ) Τόπος εκτέλεσης 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου 

2. Ενδεχομένως, ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών 

3. Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητούνται οι συγγραφές 

υποχρεώσεων και τα 

συμπληρωμαπκά έγγραφα 

4. σ) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής κσι/ή για την παραλαβή των 
προσφορών 

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται 
ν) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντΰσσονται 

5. Κατά περίτπωση, απαιτούμενες εγγυήσεις 

6. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης 

7. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης 

8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 


ΠΡΟΔ1ΑΓΡΑ<ΚΣ ΣΧΕΠΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 


1 Δημοσίευση τωνττροκιιρύξΐων 

α) Οι προκηρύξεις που ανοφέρονται στα ύρβρα 130, 161 και 167 πρέπει να αποστέΜονται από τις 
αναθέταυσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων ΕκΟόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή 
που καταρτίστηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη 
βιαΟικασία που αναψέρεται στο άρθρο 77 παρ 2 της οβηγίας 2004/1 β/ΕΚ. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 
130 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προκαταρκτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται στο «προφίλ 
αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή, καθώς και η 
ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση. 

β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 130, 161 και 167 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από πς αναθέταυσες αρχές στην ττερίτττωση 
προκαταρκπκών προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 130 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. 

Οι ανσθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο 
«προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπετσι στο σημείο 2, στοιχείο β), 

γ) Η Υττηρεσία Επισήμων Εκδύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη 
βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 8. 


2. Δημοσίευση συμπληρωμαηκών ή πράσβετων πληροφοριών 

α) Οι αναθέταυσες αρχές ενθσρρύνοντσι να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής 
υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων. 

β] Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να ττεριλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 130 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πληροφορίες για πς τρέχουσες προικλήοεις προς υποβολή 
προσφορών, τις προγρσμμοτιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που 
έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν 
αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια ηλεκτρονική διεΰθμνση. 


3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων 

Η μορφή και οι λετπσμέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη 
διεύθυνση Διαδικτύου: «ηηρ://3ί[π3ρ.βυ.ίη1». 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
ΜΗΤΡΩΑ (') 


(') Για τους οκοπούς του άρθρου 145 , ως «μητρώα» νοούνται το περιΑαμβονΰμενα οτο τιαρόν παράρτημα και, οε περίπτωαη που 
έχουν επέΑθει τροποποιήσεις αε εθνικό εττίπεΟο, το μητρώα που τα αντικατέατησαν. 


ΙΥΜΒΑΪΕΙΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τα επαννελματικΰ μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι: 

— στο Βέλγιο: «Ββςίθύθ άυ ΩοσιπιβΓΟΕ», «ΗάηάβΙεΓβμίθίβτ», 

— στη Δανία· «ΕΓΐιν0Γν3-θ9 εεΐ3ΐωό33ΐγΓθΐ5βπ». 

στη Γερμανία: «ΗΒπόθΐΒΓΟθίΒίβΓ» και «ΗάπόννβΓίΟΓΟίίοττ, 

— στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας 

ΔημοσωνΈργτυν (ΥΠΕΧΩΔΕ), 

_ ατην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο «ΟίίεΙάί άθ ΕηρρΓβ335 Οΐ33ίΓιο3ά33 άθΙ ΜίπίβΙοτίο άβ Η3θίθη03», 
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— στη Γαλλία; «ηβοΙβίΓβ άυ σοΓηπιβΓΟθ β1 (188 5οεί6165» και «ίΐέρβΠοίΓβ ϋβ5 ΓπόΙίβΓβ», 

— στην Ιρλανδία; ο ερνολι^πτης μττορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το [ϊθ 9 ί 5 ΐτ 3 Γ οί 

ΟοΓηραηΙβ» ή γο 

Ρίθ9Ϊ3(Τ3Γ οί ΡΓίβηδΙν 8οοίθ1ίβ8 ή, σε διαφορεπκή τιερίπιωση, πιστοποιηπκό ποα βεβαιώνει ότι το οιΚΕίο 
πρόσωττο δήλωσε 

ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω ειτόγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο κοι υπό 
καθορισμένη 

εμπορική επωνυμία, 

— στην Ιταλία: «ΠοβίδΙτο όβΙΙα Οσπτοτα όΙ οοηιιτιβΓοΙο, ίηΟυδΙτίθ, ΘΟίΐοοΙΙυτο β ατίιβίθηβίο», 

— στο Λου^βούργο: «ΚβΒίδΙτθ 3υχ ίίηττίθδ» και «Ρόίβ όθ Ι3 οήοιπόΓο όββ ΓηόίΙβΤΒ», 

— στις Κάτω Χώρες; «Η3Γκίθΐ8Τθ9ΐ8(θΐ>, 

— στην Αυστρία: «ΡΙππβηόυοίι», «ΟβννθίΙτβΓβθΙδΙβΓ» και «ΜίΙρΙίθόβΓνβΓΖβίοΙτηίβΒβ άβτ ίβηάββίοηιπιβπι», 

~ στην Πορτογαλία; «ΙηβΙΗυΙο άΟδ Μβτο3<1θ3 άβ ΟόΓ3$ ΡύόΙΙοΒΒ β ΡοΠίουΙοΓββ ο άο ΙτηοόΙΙίέΓίο» (ΙΜΟΡΡΙ), 

— στη Φινλανδία: «ΚαυρραΐΒΚίβΙοτΙβ/κΗΒηεΙβΙετβςμδίΓβΙ», 

— στη Σουηδία: «αλΙΙβόοΙθ^Β-, ίιαπάθΙδ· βΙΙοτ ΚτοηΙπείδίΌςίδΐΓθη», 

— στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το ΡβθΙδίτβτ οί 

Οοτηραπίβδ ή, 

σε διαφορετική ττερίπτωοη, πιστοποιητικό που βεβαιώνει όπ το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί 
το εν λόγω 

επάγγελμα στη χώρα όττου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική 
επωνυμία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΏΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΏΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΏΝ 

Το συοτήμοτα ιτλεκτρονικής παροΑαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής 

και των σχεδίων και μελετών πρέττει καΥ ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τα 

κατάΑΑήλσ τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι: 

α) οι ήλεκτρουικές υπογραφές σχεηκά με τις προσφορές, τις αιτήσεις συμμετοχής και 
τις αποίττολές σχεδίων και μελετών είναι σύμφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που 
έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρμογήν τιις οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 

β) μπορεί να κσθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία τταραλαβής των 
προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών. 

ν) μττορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις 
διαβιβαζόμενες δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις 
προκαθορισμένες καταληκπκές ημερομηνίες, 

δ) σε περίιττωση παραβίασης της ως άνω αττπγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να 
εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η τταραβίοση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη. 

ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωττα μπορούν να καθορίζουν ή να 
τροποποιοΰν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών πληροφοριών, 

στ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών, κστά τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή του διαγωνισμού 
μελετών, είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων 
προσώττων, 

ζ) η πρόσβαση σης διαβιβαζόμενες πληροφορίες με ταυτόχρονες ενέργειες των 
εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη 
ημερομηνία. 

η) στις πληροφορίες που παραλήφθηκαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογήν των 
ως άνω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν 
γνώση πρόσωττα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δημοαίευση στο συμπλήρωμα ϊΤ)ς Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2, πιε Μβτοίβτ, Ε-2985 ΕυχετηΒουτε Φαξ: (352) 29 29 42 670 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα- 

ηιρ-ο)5@οροεε.οβο.εμ.ίπΐ Η(ΐρ://5ίιτ)3ρ.βιι,ίηΐ 


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ι.Ι) Επωνυμία, διευθύνσεις και ςημειο(-α) επαφής 




Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρα; 

Σημείο(-€κ) επαφής: 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη; 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου ('εφόσον υπάρχουν) 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας οφχής (ί/ΚΙ.): 



Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (υΐϋ): 



'■■■' ___ 

Περαιτέρω πληροφορίας είναι διαθέσιμες από: 

Π ^0 (τα) προανα(ρερόμενο(-α) σημιείο{’'α) επαφής 
[υ Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι 


1.2) Είδος της αναθει ουςας αρχής και κνρΐΑ(-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡίοτΗΤΑ(-ΕΣ) 


Π Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών 
τους παραρτημάτων 

□ Εθνική ή ομοσπονδιακή Υπηρεσία /Γραφείο 
[ϋ Περιφερειακή ή τοπική αρχή 

Ο Περιφερειακή ή τοπική Υττηρεσία /Γραφείο 

0 Οργανισμός δημοσίου δικαίου 

Π Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής 
οργανισμός 

1 1 Αλλο (να προσδιοριστεί): 

Π Γενικές δημόσιες υιτηρεσίες 

□ Αμυνα 

Ο Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

ΓΊ Περιβάλλον 

Π Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

□ Υγεία 

Ο Στέγαση και υποδομές κοι-νής ωφελείος 

Π Κοινωνική προστασία 

Π Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

ΓΊ Εκπαίδευση 

□ Άλλο (ν« προσδιοριστί·ί)·. 


Η αναθέτουοα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλιον αρχών ανάθεσης ναι □ ό/ι Π 







1880 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΤΜΗΜΑ η.Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΑ) 


ΙΙΛ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΕΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 


11.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Κυοίωΐ τόποτ ή τοποθεσία εκτέλε<τπ^ των εονασιών; 

Κωδικός ΝυΤ3; □□□□□ 

ΙΙ.3) Η ΠΑΤΟΥΧΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ναι □ όχι Ο 

ΙΙ.4) Σύντομη περιγραφή της φύσης και του πελιου του έργου 



Εάν είναι γνωστό, εκτιμώμενο κόστος του έργου χωρίς ΦΠΑ {ποσά}·. _ 

Ή εύρος." μεταξύ __ και _ 


Κατανομή σε τμήματα {για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί 
το παράρτημα Β τόσες φορές όσα είναι τα τμήματα) 


ΙΙ.5) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΙ ΔΗΜΟΓΙΕΕ ΕΥΜΒΑΣΕΙΞ (^ΡV) 

Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωμ 

Κύριο αντικείμενο 

□□.□□.□□.□Μ ’ ΐ 

αν^ΪΤνο“-«) ΟΕ 


ηρόοθετο(-α) 
αντικείμενο (-α) 


Νόμισμα;_ 

Νόμισμια: _______ 


ναι □ όχι □ 


Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρμόζεχαι) 

□ □□□-□ □□□□-□ 

□ □□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 


11.6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ _______ 

Προγραμματισμένη ημερομηνάι (εφόσον είναι γνωστή) 

έναρξης των όιαδικασιών ανάθεσης 'ι_ί Π/ΠΟ/ϋΠϋϋ (ηη/μμ/εεεε) 

Διάρκεια σε μήνες: □ □ γ ημέρες: □□□Π (από την ανάΒεαη της σύμβασης) 

Ή Προγραμματισμένη ημερομηνία (εφόσον είναι γνωστή) 

έναρξης των εργασιών (ηη/μμ/εεεε) 

ολοκλήρω^7ης των εργασιών (ηη/μμ/εεεε) 


ΙΙ.7) Σύμβαση καλυπτόμενη αηο τη συμφωνία για ιιςαημοςιες συμβάσεις 

(ΠΟΥΕΛΝΜΕΝΤ ΡΗΟΓΕΚΕΜΕΝΤ ΑΟΗΕΕΜΕΝΤ) 


π.8) Πρόσθετες πληροφορίες (κατά περίπτωση) 


ναι □ όχιΠ 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΤΜΗΜΑ Π.Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 


Π.Ι) Ονομαεια ποϊ λοθηκι;ετηςυμβαε.η αποτην αναθετουεα αρχή 


11.2) Ειδοετηι; ευμβλεης και τοποε παραδοεηε η παροχηε 

(Επιλέξιε μόνο μια καττ^γορία -προμήθειες ή υπηρεαίες- παν αντίίποιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο της 
σύμβασής σας ή στις αγορές) 


Προμήθειες Ο 


ΥΛηρεβίες Ο Κατηγορία υττηρεσίας: αριθ. [3ΙΖ] 

_ (για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/!$/ΙίΚ) 


Κυρίως τόπος παράδοσης ή παροχής: __ 


Κωδικός ΝϋΤδ 


□□□□□ 


11.3) ΣΥΠΤΟΜΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΕΗΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕΟΤΚΙΑΕ Η Α3ΙΑΕ ΤίΙΝ ΠΡΟΜΗβΕΙίίΝ 

(σε καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών) 


Εάν είναι γνωστό, εκτιμώμενο κόστος του έργου χωρίς ΦΠΑ (ποσά) ·. 
Ή εύρος- μιεταξύ _ και _ 


Νόμισμα: _ 
Νόμισμα: 


Κατανομή σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρηαιμοιτοιηθεί 
το παράρτημα 8 τόσες φορές όσα είναι τα τμήματα) 


ναιΠ όχιΠ 


11.4) ΚΟΙΝΟ ΛΕ3ΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΥΜΒΑΕΕΙΕ (ΟΡΥ) 


Κύριο αντικείμενο 


Κύριο λεξιλόγιο 




Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρμόζεται) 


□□□□-□ □□□□-□ 


Πρόσθετα 

αντικείμενα 




□ □□□-□ □□□□-□ 
□ □□□-□ □□□□-□ 
□ □□□-□ □□□□-□ 
□ □□□-□ □□□□-□ 


11,5) Προγραμματισμένη ημερομηνία γϊα την έναρξη τλν μαλικλςιων αναοεςηχ 

(εφόσον Είναι γνωστή) □□/□□/□□[._]□ (ηη/μμ/εεεε) 


11,6) Σύμβαση καλυπτόμενη αποτιι συμφωνία για γις αημοειεε συμβάσεις 

(ΟΟΥΕΗΝΜΕΝΤ ΡΚΟΓΙ.ΙΒΕΜΕΝΤ ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ) 


ναι □ όχι □ 


11.7) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εφόσον υπόψχουν) 


1881 


[Χρησιμοποιήστε τυ παρόν τμήμα όσες φορές απαιτείται. - 
/(υμιστά οι προμήθειες απέ) τις οπηρεσίες στο τμήμα ϋ. 2)] 








1882 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΤΜΗΜΑ ΠΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


ΙΠ.1>Όροι που αφορούν τη ςυμβαβη 

ΙΙΙ.1.1) ΚΥΡΙΟ! ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΗΓΗΣ ΚΑΙ ΡνΟΜΙΕΕΚ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η/ΚΑ1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ (εψόσον είναι γνωστές- τταραθέστε πληροφορίες μόνο στην ττερίπτωση συμβάσεων έργων)·. 


ΙΠ.Ϊ) Όροι συμμέτοχης 

1Π,2.1) Παραχωρουμενες κατ’ αποκλειστικότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (κατά περίπτωση) ναι Ο όχι □ 

Η σύμβαση ανατίθειαι αποκλειστικά σΐ προσιατευόμενα εργαστήρια 

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγρομμάτιον προστατευομένων θέσεων απασχόλησης 


ΤΜΗΜΑ VI; ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


ντ.ΐ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΧΕΛΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ νοι □ όχι □ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Εάν ναι, αναφέρατε το (τα) σχέ6ιο(-α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα)·. 


νΐ,Ι) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν νττάρχουν) 


νΐ.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Συναφείς κυβερνητικοί όιαδικτυακοί τόποι με διαθέσιμες πληροφορίες 

Φορολογική νομοθεσία: _____ — - 

Νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος: ____ 

Προστασία της απασχόλησης και συνθήκες εργασίας: _ — - -— 

Για πΕραιτέρω στοιχεία σχετικά με συναφείς κυβερνητικούς διαδικτυακούς τόπους με διαθέσιμες πληροφορίες 
ιρχετνκά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της απασχόλησης και τις συνθήκες 
εργασίας, συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ-ΐν (κατά περίπτωση) 


ν[.4) Ημερομηνία αποστολής τ ης παρούσας ιιροκιιρυϊιε: 


(ηη/μμτ'εεεε) 


□ □ 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1883 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΕΘΕΤΕί; ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ1Χ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 


I) ΛίΕΥΘΥΝΕΕίε ΚΑί ΕΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΤΊ ΝΑ ΠΑΡΑΕΧΕβΟΥΝ ΠΡΟί:ΘεΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡίΕΣ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ταχυδρομική διεύθΐινση: 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας; 

χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής: 

Τηλ.; 


Υπόψη: 



Εΐλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

. 

Διεύθυνση διαδικτύου (υΚΤ): 


ΙΓ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜ04ΙΑΕ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Επίσημη επωνυμία: 


Ταχυδρομική διεύθυνση: 


Πόλη: 

! Ταχ. κώδικας; 

Χώρα: 

Σημε{ο(-α) επαφής: 

: Τηλ.: 


Υπόψη: 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

Διεύθυνση διαδικτύου (υκ,ί.): 


ΙΠ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΑΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΑΕΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
να ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ιαχυδρομική διεύθυνση: 

Πόλη; 

Ταχ. κώδικας; 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής: 

Τηλ.: 


Υπόψη: 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

__I 

Φ«^: 

Διεύθυνση διαδικτύου (υΚΕ): 







1884 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


IV) ΑίΕνΘνίΝΓΗ, ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ί ΗΣ ΑΡΜΟΛΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 


Επίσημη επωνυμία; 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρα: 

Σημείο{-ο) επαφής: 

Τηλ.; 


Υπόψη: 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 

Φάξ; 

Διεύθυνση διαδικτύου (υΚΤ); 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1885 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 


Τμήμα αριθ. □ □□ Τίτλος 


1) Σύντομη περιγραφή 




Κύριο λεξιλόγιο 

Σ'υμπλτ'ηρΐοματικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρμόζεται) 

Κύρια αντικείμενο 


□□□□-□ □□□□-□ 

Πρ6α0ετα(-α) 

οντικείμενο<-(ΐ) 


□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ ' 
□□□□-□ □□□□-□ 

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ 


Εάν είναι ί'νίϋστό, εκτιμώμενο κόστος του έργου χωρίς ΦΠΑ (ποσά) 

Ή εύρας.· μεταξύ_καν _ 

4} ΈΝ4ΕΙΞΗ !:ΧΕΠΚΛ ΜΕ ΛΙΑΦΟΡΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΝ ΛΙΑΛΙΚΑΕΙίΙΝ ΑΝΑΘΕΕΗΕ Η/ΚΑΙ ΤΗΛΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (κατά περίτττωση) 


Νόμισμα:, 
Νόμισμα; 


Προγραμματισμένη ημερομηνία (εφόσον είναι γνοίστή) 

έναρξης των όιαβικασιών ανάθεσης (ηη/μμ/εί^Β) 


Διάρκεια σε μήνες: Π Π ή ημέρες·. 0Ε30Π (από την ανάθεση της σύμβασης) 
Ή Προγραμματισμένη ημερομηνία (εφόσον είναι γνωστή) 

έναρξης των εργασιών (ηη/μμ/εεεε) 

ολοκλήρωσης τοιν εργασιιέν (ηη/μμ/ίτεε) 


5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



(Χρησιμοποιήστε το παρόν παράρτημα τόσες φορές όισα κ(χι τα τμήματα) 
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ΠΛ/ΆίΤΗΜΑ II 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2, ιυε ΜεΓοϊετ, Ε-2985 Εϋχ6ΐηΙ)οαΓ@ Φαξ: (352) 29 29 42 670 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: 

ΐϊΐρ-ο]5@οροο£.οβοχυ.ίηι 1ι([ρ://3ίτηΗρ.βιι.ΐηΙ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 


1.1) Εππνϊμια, αιευθυνςεις και εημειο{-α) ειιαφης 


εηφανυμία: 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

1 Χώρα: 

Στ|μ£ίο(-ιι) επαφής: 

Τηλ.: 


Υπόψη: 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου (εφόσον ν^ΐάρχονν^ 

Γενική διεύθυνση της αναθέτσυσας ΐφχής 



Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (υΚΙ): 




Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

□ Το (τα) προαναφερόμΕνο(-α) σημείο(-α) επαφής 

Ο Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι 

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό 
διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: 


□ Το (τα) προαναφερόμενο{-α) σημείο(*α) επαφής 

Π Αλλί>: ονμπληρώστε το παράρτημα Λ. Η 

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: 

ο Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 

Π Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙί 


1,2) ΕΙΑΟΕ ΤΗΣ ΑΝΛΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗί; και κυρια(-εε) δραςτητ·ΙΟτιιτα(-ες) 


Π Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών 
τους παραρτημάτων 

Π Εθνική ή ομοσπονδιακή Υτιηρεσία /Γραφείο 

Π Περιφερειακή ή τοπική αρχή 

0 Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία/Γραφείο 

1 1 Οργανισμός δημοσίου δικαίου 
[ΖΙ Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής 
οργανισμός 

I 1 Λλλο (να πμοσόιοΰκηεί): 

π Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Ο Αμυνα 

Ο Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

ΓΊ Περιβάλλον 

□ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

□ Υγεία 

□ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας 

ΓΊ Κοινωνική προστασία 

□ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

Ο Εκπαίδευση 

1 ! Αλλο (να προσόιοβίστεί): 


Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι ΓΊ όχι Π 
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ΤΜΗΜΑ Π; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


Π.Ι) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 


ΙΜ.1) Ονομαβία Λου δόθηκε βτη σνμβαση οπό την αναθέιοτιοιι ορχή 


11.1.2) Είδος της σόμΡββτης και τόπος των έργων, τόπος παράδοβης ή ποροχης 

(Επύέξΐΐ μόνα μια κατηγορία ~ προμήθειες ή υπηρεσίες -που αντιστοίχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο της 
σύμβασής σας ή στις αγορές) 


(α)Έργα 

Εκτέλεση 

Σχεδιασμός καί εκτέλεση 

Πραγματοποίηση, με 
οποιαδήποτε μέσα, έργου που 
ανταποκρίνεται σε επακριβώς 
αναφερόμετ'ες από τις 
αναθέτσυσες αρχές ανάγκες 

Κύριος τόπος των έργων 


□ (Ρ) Προμήθειες 

□ Αγορά 

I I Χρηματοδοτική μίσθωση 

I ! Ενοικίαση 

Μίσθωση πώλησί) 
Συνδυασμός αυτών 

Κύριος τόπος παράδοσης 


□ (γ) Υπηρεσίες □ 

ΙϋΙ Κατητ^ορία υπηρεσίας: αριθ, ΠΟ 

Ο (Γ\α τις κατηγορίες υπηρεσιών ί-27, βλ. 

παράρτημα ίΐ της οδηγίας 2004/1 Η/ΕΚ) 

□ 

□ 

Κύριος τόπος παροχής 


Κωδικός ΝυΤ8 


Κωδικός) 


□□□□□ Κωδικός Νυ ΐ 


ΓΙΠϋϋΠ 


11.1.3) Η προκήρυξη αφορά 

Δημόσια σύμβαση Π 

Τη θέσπιση συμφωνίας πλαισίου Ο 


Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) Ο 


11.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλβίσω (κατά περίπτωση) 

Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς [ΖΙ Συμφωνία τι 

Αριθμός □□□ 7/, κατά περίπτωση, μέγιστος αριθμός ΠΙΖΙΟ 
συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο 

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου: Διάρκεια σε έτη; ΠίΖΙ ή μήνες: ίΖΙΟΙΖ] 


Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα 


Αιΐίϋλόγτιστι για συμφοινία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: 
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Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου (εψόπον χρειάζηαι. οε 
αριθμούς μόνο)·. 


Εκΐιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: _ 

Ή εύρος; μεταξύ_και _ 

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν (εφόσον είναι γνωσι(\): 


ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών) 


Νόμισμα: 
Νόμισμα:. 


II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡΥ) 


Κύριο αντικείμενα 


ΠρόσθΕτο('α) 
αντικείμενα (-α) 


Κύριο λεξιλόγιο 

[ϋ 0. ιζ! Π. Π υ. ϋ Π - ϋ 

□□.□□.□□.□Μ 


Συμπληρωματικό λεξιλόγια (εφόσον εφαρμόζεται) 

□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 


11.1,7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(^ον£^ηη 1 εη( Ρτοευτεπιεαΐ Λ§Γβ«ιηβιι1) 


II. 1.8) Κατανομή σε τμήματα (-για πληροφορίες ιηίεηκάμε τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί 
το παράρτημα Β τόσες φορές όσα είναι τα τμήματα) 

Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές (να επιλεγείένα μόνο κουτί)·. 


ναι □ όχι^ 


ναι □ όχι □ 


ένα τμήμα 


Ρ ένα ή περισσότερα τμήματα Ρ όλα τα 


τμήματα 


II. 1.9) Θα ληφθούν υπόιμη εναλλακτικές προσφορές 


ναι □ όχι □ 


ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΙΙΤΑ Η ΚΚΤΑΣΜΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


11.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, 
εφόσον υπάρχουν) 


Εάν είναι γνωστή, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΛ («ν εφαρμόζεται, μόνο σε αριθμούς): 
Νόμισμα: ___ 

// εύρος, μεταξύ ____ και _ 


Νόμισμα: 
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ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται) 

Ρά» νιιι, περιγραφή αυτών τιην δικαιωμάτων προαίρεσης: 

ναι □ όχι □ 





£άν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτιίιν των δικαιωμάτων προαίρεσης: 
σε μήνες: ΠΕ] ή ημέρες; ΟΠϋΙΠ (από την ανάθεση της σύμβασης) 



Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων 


{εφόσον εφαρμόζεται) . □ □□ ή εύρος; μειαξύ □ □□ και □□□ 


£«ν ε/ναι γνοισιό, στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για 
διαδοχικές συμβάσεις. 

σε μήνες: □□ ή ημέρες; □□□Π (από την ανάθεση της σύμβασης) 


11,3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης 


Διάρκεια σε μήνες: Π(Ζ] ή ημέρες: ΠΠΟΟ (από την ανάθεση της σύμβασης) 

Ή Έναρξη □□/□□/□□πυ (ηη/μμ/εεεε) 
πέρας (ηη/μμ/εεεε) 
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ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΗΙ.ι) Οροι που αφορούν τη ι;νΜΒΑΐ:Η 
1ΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγχνήσεις ποο ατιαιτοΐινται (κατά πκρϊτπωση) 


Ι1Ι.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις 


111.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 

(εφόσον εφοφμόζεχαι) 


Π 1.1,4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ναι [I] όχιΟ 

(κατά περίπτωση) 

Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων 


ΠΙ,2) Οροι ε υμμετοχης 


111.2.1) Προσιοπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την 
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 
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111.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να 
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 

Ελάχισιο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων 
προσόντων (κατά ικρίτπωση)·. 






1 



ΙΠ.2.4) Παραχωρούμΐνες κατ’ αποκλειιττικότητα συμβάσεις (κατά περίπτωση) ναι □ όχι Ο 

Η σύμβαση ανατίθεται ακοκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια 

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προσιατευομένων θέσεων απασχόλησης 


III. 3)Όροι ιιου αφορούν ειαικα ιις ί;γΜΒΑΣΕΐΕ υπηρεσιών 

111,3,1) Η παροχή υπηρεσίας παραχιορείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη ναι Ο ΰχι [Ζ] 

Εάν ναι, αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή Βιοικητικές διατάξεις: 



ΙΠ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και ναι 0 όχι Ο 

τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τοως που θα είναι υπεύθυνα 
γιο την εκτέλεση της σύμβασης 


□ □ 
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ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 


ΐν.1) Ε[λο:;λ[αλικαςιας 


ΐν.1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή Ο 

Κλειστή 1ΖΙ 

Επισπευσμένη κλειστή Π Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης κλειστής διαδικασίας: 


Με διαπραγμάτευση Π Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί ναι Ο όχι Ο 

Εάν ναι, αναψέραχε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων 
χον έχουν ήδη εηιλεχεί, στο πλαίσιο του τμήματος νΐ.3) Πρόσθετες πληροφορίες 

Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση Ο Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας με διαπραγμάτευση: 


Ανταγωνιστικός διάλογος Π 

ΐν.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
συμμετάσχσυν 

(κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος) 

Προβλεπόμενος αριθμός φορέων [ΖΙΠΠ 

7/ προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός ΙΖΙΟΕΙΙ κας κατά περίπτωση, μέγιστος αριθμός ΟΟΟ 

Αντικειμενικά κριτήρια για τιιν επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: 







ΐνΤ.3) Μείωση τσ» αριθμόν των φορέων κατ& τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή τον διαλόγου (διαδικασία με 
δισχμα^μάχιυση, ανταγωνιστικός διάΛογος) 

Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων ναι Ο όχι Ο 

που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών 
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IV. 2) Κρπ ΉΡΙΑ ανα«ει;ης 

ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεαης [σημειώστε το{-α) αντιστοιχο(-α) κο{]ύ(-ιά)] 

Χαμηλότερη τιμή Π 

Ή 

Η πλΐον οικονομικά συμφέροτκτα ηροβφορά σύμφωνα με Π 

□ τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέττει να πτψατίθενται ανά}ί)'/αμε τη 
βαρύτητά τηυς ή κατά φθίνσοσα σεψά προτεραιότητας) 


□ τα κριτήρια «ου αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποΡολής προσφορών ή 
διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο 


Κριτήρια 

Στάθματη 

Κριτήρια 

Στάθμιση 

1. 


ή. 


7. 


7. 


η 


8. 


4. 


9, 


γ 


10. 







ΐν.2,2) Χρήση ηλειίτρονικοΰ ίτλειστηριασμοό ναι Π όχι Ο 


Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλΞΐστηριασμό(ϊφόσον εφαρμόζεται) 


ΐν.3) Διοικητικές ηληροφοριετ 

ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (εφόσον εφαρμόζεται) 


ΐν.3.2) Προηγούμενη(-ες) δημοσίευση (δημοσιεύσεις) που αφορά(-οΐν) την ίδια σύμβαση ναι [II όχι Ο 

Εάν ναι. 

Προηγούμενη ενημερωτική προκήρυξη □ Ή Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή □ 

ΑριΟ. της προκήρυξης στην ΕΕι της ί_ΙΙ—..11. 

Λλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν) [ϋ 

Λριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ; [ΙϋΓΙΟ/δΠϋυ-ΠϋΙΠϋϋυυ της ϋΠ/ϋΓΙ/ΠΠυί.,.Ι (ηη/μμ/εεεε) 

Αριθ. της προκήρυξης οτην ΕΕ: Ι .]ηΐίΙ]Ι]/8ΐΖ10[._1~1.,βΠ[1:Ι-ΐ0ΰ της υυ/ϋΠ/ΠΠΠΓΊ (ηη/μμ/εεεε) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


IV.3.3) Όροι γκι τη λήψη τϊχνικών προδιαγραφών και ανμπληρωματικών ιγγράφων (ε-κτός από ΑΣΑ) ή περιγραφικού 
εγγράφου (στην περίπτωση ίχνταγωνιστικον διαλόγον) 

I Ιροθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα 

Ημερομηνία; (ηη/μμ/εεεε) Ώρα:_ 


Έγγραφα με πληρωμή 
Εάν ναι, τιμή (σε σφιθμιεύς): _ 
Όροι και μέθοδος πληρωμής:. 


Νόμισμα:_ 


ναι □ όχι □ 


ΐν.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: ______ 


ΐν.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους 

(εάν είναι γνιυστή) 

(σε κλειστές δια&ικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο) 


Ημερομηνία: 


ΐν.3,6) Γλώσσα{-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής 
Ε5 €8 ΟΑ ΟΕ ΕΤ ΕΕ ΕΝ ΕΚ ΙΤ Εν ΕΤ ΗΗ ΜΤ ΝΕ ΡΕ ΡΤ 8Κ 3Ε ΓΙ 8ν 
□ □□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□ 


ΐν.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοιχτή διαδικασία) 


ς: ΟΟ/ΟΠ/ϋΟϋϋ (ηη/μμ/εεεε) 


Ή περίοδος σε μήνες: □ □□ ή ημέρες: ΠΠΟ (από την ημερομηνία που αναφέρεσαι για την παραλιφή : 
προσφορών) 


ΐν,3,8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 


Ημερομηνία: 


']□/□□/□□□□ (ηη/μμ/εεεε) 


Τόπος (κατά περίπτωση) : _ 

Ατομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) 


ναι □ όχι Ο 
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ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


νΐ, 1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΗΜΟΕΙΑ ΕΥΜΒΑΕΙΙ (κατά περίπτωση) 
Εάν ναι, εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:_ 


νϊ.2) Σχετίζεται η ευμβαςη με ςχελιο η;και πρόγραμμα χρήμα ιόλοτόυμενο 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Εάν ναη αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος: _^ .. .. 


ναι Ο όχι Ο 


ναι □ όχι □ 


νΐ.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση) 


νΐ.4) Δ1ΑΑ1ΚΑΣ1ΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 


VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Επίσημη επωνυμία: 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 


Πόλη: Ταχ. κώδικας: 


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλ.: 


Διεύθυνση διαδικτύου (υΚΕ): Φαξ: 


Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (εάν εφαρμόζονται) 


Επίσημη επωνυμία: 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Πόλη: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση διαδικτύου (ΤΓΚΤ): 


Ταχ. κώδικας: 


νΐ.4.2) Υποβολή προσφυγών [συμπληρώστε τον τίτλο VI. 4.2) 'Η εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI. 4.ί)] 
Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία(-ες) υποβολής προσφυγών; 


νΐ.4,3) Υπηρεσία από την οπαία μπορούν να ληφθοΰν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών 


Επίσημη επωνυμία: 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Πόλη: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση διαδικτύου (υΚΤ): 


Ταχ. κώδικας: 
Τηλ.: 

Φαξ- 


νΐ.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξής: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΙΕΥΘΥΝΣΕΪΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

I) ΑΙΚΥΘΥΝΣΕΙΓ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΙΙ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Επίσημη επωνυμία; 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πόλη: 

.. 

Ταχ. κώδικας; 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής; 


Τηλ.: 

Υπόνυ: 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

1 Διεύθυνση διαδικτύου (ΗΚΕ): 


Π) ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΙΙ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΙΙΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ {ΣΥΜΓΕΡΙΑΑΜΒΑΝΟΜΕΝίίΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ) 

I Επίσημη επωνυμία: 


Ταχυδρομική διεύθυνση: 


Πόλη; 

Ταχ. κώδικας: 

— '■ -- - 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής; 

Υπόψη; 

Τηλ.; 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Φαξ: 


Διεύθυνση διαδικτύου (ϋΚΤ): 


III) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΛ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρα: 

Σημείο{·α) επαφής: 


Τηλ.: 

Υπόψη: 



I Ιλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

Διεύθυνση διαδικτύου ίυΚΕ): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τμήμη αριθ. □ □□ Τίτλος ___ 

1) ΣνΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 


2 ) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΟΡΥ) 


Κύριο λεξιλόγιο 

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρμόζεται) 

Κύριο αντικείμενο 



Πρόβθετο(-α) | 

αντικείμενο(-ο) 


□□□□-Π □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 


3) ΙΙΟΕΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ 


Εάν είναι γνωστό, εκημώμενο κόστος τοο έργου εκτός ΦΠΑ (ποσά). 
Ή εύρος, μεταξύ ___και __ 


Νόμισμα:. 
Νόμισμα:, 


4) ΈΝΛΕΙϊΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ IΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΓΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ / ΠΕΡΑΤίϊΣΜ (κατά 
περίτττωση) 


Διάρκεια σε μήνες: Πϋ ή ημέρες: □ □□□ (από την ανάθεση της σύμβασης) 
Ή Έναρξη (ηη/μμ/εεεε) 

Ολοκλήρωση (ηη/μμ/εεεε) 

5) Πρόσθετες πλκροφοριες σχετικά με ι α τμήματα 


(Χρησιμοποιήστε το ποφόν παράρτημα τόσες φορές όσα και τα τμήματα) 












1898 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΑΙΆΡΓΗΜΑ ΙΓΙ 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωστις 
2, τυε ΜετείεΓ, Ε-2985 ΕίΐχειηδοοτΒ Φαξ: (352) 29 29 42 670 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: 

ιηρ-ο) Β(§οροοβ . 060 . Οϋ -ίηΐ άΙΙρ://ϊίιη&ρ. εμ, ίηΐ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 


1.1) ΕΙΙΙΙΝΪΜΙΑ, 41ΕΪΟΥΝΣΕΠ; ΚΑΙ Ε1ΙΜΕ1Α ΕΠΑΦΗΣ 


Επίσημη επωνυμία: 

Τα)(υδρομική βιείΜΙυνση 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής: 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Φάξ: 

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου (εφόσον υπάρχουν) 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (υαΐ,)' 



Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (ΙΙΚΙ,): 




1.2) ΕΙΑΟΣΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚνΡΙΑ(-ΕΣ) ΑΡΑΕΤΗΡΙΟΤΗΤΑί-ΙίΣ) 


0 Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών 
τους παραρτημάτων 

0 Εθνική ή ομοσπονδιακή Υττηρεσΐα /Γραφείο 

0 Περιφερειακή ή τοπική αρχή 

ΓΊ Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο 

ΓΠ Οργανισμός δημοσίου δικαίου 

Ο Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής 
οργανισμός 

1 1 Αλλο /να προσόιοοισΛείί: 

ΓΊ Γενικές δημόσιες υπιιρεαίες 

ΓΊ Άμυνα 

1 1 Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

0 Περιβάλλον 

Π Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

□ Υγεία 

0 Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας 

ΓΊ Κοινωνική προστασία 

Ο Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

ΓΊ Εκπαίδευση 

1 1 Άλλο ίνα ποοσδιθΒΐστεΐ\·. 


Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι Π δχι □ 
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ΤΜΗΜΑ 11: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


II. 1) ΠΕΡυΤΑΦΗ 


11.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση οπό την αναθέτουσα αρχή 

11.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής 

μύνο μια κατηγορία -ηρομήθί:ιες ή νΊτηρεαίεζ— που αντιατοιχε! περιααότερο στο σογκεκριμίνυ αντικείμενο της 
σύμβασής σας ή σης αγορές) 

(α) Έργα Π 

(β) Προμήθειες [ϋ 

(γ) Υπηρεσίες Ο 

Εκτέλεση Π 

Σχεδιασμός και εκτέλεση Π 

Πραγματοιιοίηση, με Π 

οποιαδήποτε μέσα, έργου που 
ανταποκρίνεται σε επακριβώς 
ανοφερόμενες από τις 
αναθέταυσες αρχές ανάγκες 

Αγορά Π 

Χρηματοδοτική μίσθωση ΓΊ 

Ενοικίαση Π 

Μίσθωση πώληση Π 

Συνδυασμός αυτών Ο 

Κατηγορίιι υττηρεσίας σριθ. 00 

Σε περίπτωση σύμβασης για τις 
κατηγορίες υττηρεσιών 17 έως 20 (βί 
τταράρτημα Γ), συμφωνείτε με τη 
δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης; 

ναι ό όχι Ε] 

Κύριος τόπος των έργων 

Κύριος τόπος παράδοσης 

Κύριος τόπος παροχής 




Κωδικός Νυ Τ5 ΠΙΖ100Π 

Κωδικός ΝυτΚ ΠϋΠΟΠ 

Κωδικός ΝυΤ£ [1ΙΙ..ΙΙ...ί[.1ί.3 

II. 1.3) Η προκήρυξη περιλαμβάνει (κατά ττερίτπωση) 

Τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου □ Σύμβαση βάσει ενός δυναμικού σιστήμαιος αγορών (ΔΙΑ) □ 

11.1,4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών 


11.1.5) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις {€Ρν) 


Κύριο λεξιλόγιο 

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρμύζενα) 

Κύριο αντικείμενο 



ΙΊρό«τθετο(-α) 

αντικείμενο(-α) 

□□.[ΙΙΠ.ΠΠ.Πϋ-Π 

□□□□-π ΠΠΠΠ-ϋ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 


11.1.6) Σίιμβαση κιιλυπτόμενη από τη συμφωνία γιο τις δημόσιΐς συμβάσεις ναι Ο όχι Ο 

(ΟονΐΓπηιεηΙ ΡτοΐΐΐΓΐΐηεπί Α^Γεεπιεπί) 
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11.2) ΙνΝΟΛΙΚΙΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΐ; ΐνΜΒΑΐ;ΐ1ΐ; / ΤΩΝ :ί:ΥΜΒΑΐ;ΕΩΝ 


11.2.1) Σκνολική τελική αξία της σύμβασης 1 των συμβάσεων (μόνο ποαά) 

Χωρίς 

Με ΦΠΑ 

Ποσοστό 

(Αναφ(.ρατεμόνο τη συνολική τελική αξία, σομπεριλαμβανομένων όλων των 
συμβάσεων, των τμημάτων και των προαιρέσεων μα πληροφορίες σχετικά με 
επιμέρους συμβάσεις συμπληρώστε το τμήμα V. κ Κριτήρια ανάθεσης») 

ΦΠΑ 


ΦΠΑ (%) 

Α£ία Νή|ΐ.ισρ(ΐ | 

□ 

Π σε 


2 /ϊαιιτιλότεοτι ποοσίοοοά / υψηλότεριι προσοοοά που 

συνεκτιμήθηκε Νόμισμα 

□ 

ω 

ΙΟ 

□ 



ΤΜΗΜΑ IV: ΑΙΑΑΙΚΑΣΙΑ 

ΐν.1) Ειλος αιαδικαςιαϊ: 


IV. 1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή 

□ 

Με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης 

□ 

Κλειστή 

□ . 

Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση 

□ 

Επισπευσμένη κλειστή 

□ : 

Με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 


Ανταγωνιστικός διάλογος 

□ 

Αιτιολόγηση για την επιλογή διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης: 

συμπληρώστε τα πα/ιάρτημα Α 



[V. 2) Κριτήρια αναθεςηε 


ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεσης (σημειώστε το αντίστοιχο κουτί) 

Χαμηλότερη τιμή 

Ή 

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με Ο 

Κριτήρια 

1. 

Στάθμιση 

Κριτήρια 

6 . 

Στάθμιση 

2. 


7. 


3. 


8 . 


4 


9. 


5. 


!0. 







IV. 2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειβτηριασμοϋ ναι Π »χι1Ζ] 
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ΤΜΗΜΑ V: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμβαση αριθ. □ □□ Τίτλος ___ 


ν.1) Ημερομηνία ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: □ □/□□/□□□□ (ηη/μμ/εεεε) 


ν.2) Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: □□□ _ 


ν,3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
Επίσημη επωνυμία; 


Ταχυδρομική διεύθυνσιι: 
Πόλη: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 
Διεύ&υνση διαδικτύου (υΚΕ) 


Ταχ. κώδικας: 
Τηλ.: 

Φαξ: 


ν.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης (σο αριθμούς) 


Αρχική Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης (κατά περίτττωση) 

Αξία _ Νόμισμα. 


Συνολική τελική αξία της σύμβοκτης 

Αξία ^_ 

Ή χαμηλότερη προσφορά_, 

που συνεκτιμήθηκε 


Νόμισμα, 

. / υψηλότερη προσφορά_ 

Νόμισμα_ 


Εάν πρόκειται για ετήσια ή μηνιαία αξία, αναφέρστε: αριθ. 


Χωρίς 

Με ΦΠΑ Ποσοστό 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ (%) 

□ 

□ σε 

Π 

□ οε 

□ 

□ σε 

Ή 

αριθ. μηνών [11Π 


ν.5) Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ναΐ Ο 0χΐ Ο 

Εάν ναμ αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτα μέρη (οε αριθμούς): 

Αξία χωρίς ΦΠΑ:_ Νόμισμα:_ Ποσοστό: Ο Π, Ο (%) Αγνωστο □ 


Σύντομη περιγραφή της αξίας ή του ποσοστού της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά 

(εφόσον είναι χναιστόλ 


(Χρησιμοποιείστε το παρόν τμήμα όσες φορές είναι απαραίτητο) 
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ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


VI,1) Σύμβαση ιιχΕτιζοΜΕΝΗ με ςχελιο η/και πρόγραμμα χριιματολοτουμενο απο 

IΛ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Εάν ναι, αναφέρατε το (τα) σχέ6ιο(-α) τ\ί και το πρόγραμμα (προγράμματα): 


ναιΠ όχιΟ 



νΐ.2) ΠΡΟΣΟΕΤΙΧ ΠΛΗΡΟΦΙΙΡΙΕΣ (κατά περίπτωση) 



νΐ.3) ΔΙΑΛΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

νΐ,3.1) Φορέιχς αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Επίσημη επωνυμία: 


Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Πόλη: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 


Διεύθυνση διαδικτύου (υΚΕ): 


Γαχ. κώδικας: 
ί'ηλέφωνο; 


Φαξ; 


Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (εάν εφαρμόζονται) 

Επίσημη επωνυμία: 

Ί αχυδρομική διεύθυνση; 

Πόλη: Ταχ. κώδικας; Χώρα: 

ίίλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: 

Διεύθυνση διαδικτύου (υΚΤ): Φαξ; 


νΐ.3.2) Υποβολή προσφυγών/συμπληρώστε τον τ/τΑυ νΐ3.2)Ή εάν χρειάζεται, τσν τίτλο νΐ.3.3)] 
Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) προθϊσμία(-ες) υποβολής προσφυγών: 


νΐ,3.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθοϋν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πόλη: Ταχ. κώδικας: Χώρα; 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; Τηλ.: 

Διεύθυνση διαδικτύου (ΟΚΕ): Φαξ: 


νΐ.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα II: αντικείμενο της σύμβασης 


Λριθ. κατηγορίας ' 

Λντικείμενσ 

1 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών 

2 

Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών θωρακισμένων 
οχημάτων και των υττηρεσιών ταχείας αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων, εξαιρούμενης της 
μεταφοράς ταχυδρομείου αλληλογραφίας 

3 

Υττηρεσίες εναέριων μεταφορών επιβατών και εμΜήτευμέκων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδριηιείου 

4 

Χερσαία ^ και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου 

5 

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

6 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: (α) Υπηρεσίες ασφαλίσεων (β) Τραπεζικές και επενδυτικές 
υπηρεσίες'' 

7 

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες 

8 

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης * 

9 

Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων 

10 

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων 

II 

Υιτηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης * και συναφείς υπηρεσίες 

12 

Υπΐ)ρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού- 
υττηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου- συναφείς υπηρεσίες παροχής 
επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών- υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 

13 

Διαφημιστικές υπηρεσίες 

14 

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων 

15 

Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

Αριθ. κατηγορίας ^ 

Αντικείμενο 

16 

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπιιρεσίες 

17 

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων 

18 

Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 

19 

Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών 

20 

Βοηθητικές και επικουρικές υπτιρεσίες 

21 

Νομικές υπηρεσίες 

22 

Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού * 

23 

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρούμενων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων 

24 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 

25 

Κοινϋΐνικές και υγειονομικές υπηρεσίες 

26 

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες ® 

27 

Λοιπές υττηρεσίες ® 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ 


Κατηγορίες υπηρεσιών στο πνεύμα του άρθρου Ι παράγραφο 2 στοιχείο 6) του παραρτι'ιματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/[8/ΚΚ 
ΓΙλην τΰιν υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υηαγΰμέι^ων στην κατηγορία 18. 

Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγόμενων στην κατηγορία 18. 

ΙΙλην των συμβάσεων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών γκι την έκδοση, την αγορά, την πώί,ηση και τη μέταβίβαση χίτλιιιν ι’] άϋαιιν 
χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. 

Εξαιρούνται επίσης: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων, γης, 
κτιρίΐΓΐν ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών, ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρύνως πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγΐα. 

Πλην των συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εφόσον δεν υπάγονται στις συμβάσεις ίί&Α των οπυίων τα αποτελέσματα 
ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή γτα ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηρτότητάς της, στο βαθμό που για την υτιηρεσία 
παρέχεται πλήρης αμοιβή από την αναθέτουσα αρχή. 

Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής. 

Κατηγορίες υπηρεσιών στο πνεύμα του άρθρου 1 παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος ΙΙΛ τηςοδηγίας 2004/18/ΈΚ 
Πλην των συμβάσεων απασχόλησης. 

Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγιυγής ή συμπαραγοιγής προγραμμάτιαν από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς 
καθώς και τις συμβάσεις για το χρόνο μετάδοσης εκπομπών 
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Ανακοίνω<π] ανάθεσης σύμβασης 

Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη προκήρυξη 

Ο λόγος επιλογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προιοήρυξης πρέπει να είναι 
σύμφωνος με τα σχετικά άρθρα της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

(ΣημΕΐώστί: το αντίοτοιχο κουτί) 

α) Δεν έχει υποβληθεί προσφορά ή κατάλληλη προσφορά ύστερα από; 

- ανοικτή διαδικασία 

- κλειστή διαδικασία 

β) Τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή 
αναπτυξιακούς και υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στην οδηγία (μόνο για προμήθειες) 

γ) Τα έργα/ προμήθειες/ υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο υποψήφιο για λόγους: 

- τεχνικούς 

- καλλιτεχνικούς 

- σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων 

6 ) Εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη που προκύτιτει από γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες 
αρχές και σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στην οδηγία 

ε) Πρόσθετα έργα/προμήθειυς/νπηρεσίες σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία 

στ) Νέα έργα/προμήθειες/υττηρεσίες, που συνιστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων 
έργων/προμηθειών/υπηρεσιών και που ανατίθενται σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην 
οδηγία 

ζ) Η σύμβαση υπηρεσιοίν ανατίθεται στον ή σε έναν από τους νικητές ενός διαγωνισμού μελετών 
η) Προμήθειες αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται στο χρημιατιστήριο 

θ) Αγορά προμηθειών υπό όρους ιδιαίτερα συμφέροντες: 

- Από προμηθευτή που παύει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

- Από συνβίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας 

ι) Όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν σε συνέχεια ανοιχτής διαδικασίας, κλειστής διαδικασίας ή ανταγωνιστικού 
διαλόγου ήταν αντικανονικές ή απαράδεκτες. Στις διαπραγματεύσεις συμπεριλήφθηκαν μόνο οι προσφορές Εκείνες Ο 
που ικανοποιούσαν τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 


□ □ □□ □□ □□□□ □□□ 
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ΠΛΡΑΐΤΗΜΑ Χηΐ 


* 

■ίτ 

* 





ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δη}ΐοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2 , Γϋσ ΜβΓοίβΓ, Ε-2985 Λουξεμβούργο Φαξ- (^52) 29 29 42 670 

Ηλ,ταχυδρομείο; ιηρ-ο]3@οροο6.θ6θ.θϋ.ίηΙ Πληροφορίες και ηλειαρονικά έντυπα; ίιηρ·.//3ίη)ίΐρ.βυ.ΐηί 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο παρών διαγωνισμός καλύπτεται από την 
οδηγία 3004/18/ΕΚ Ο 
οδηγία 3004/17/ΕΚ («Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας») Ο 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

1.1) ΕΐΙίΒΝ ΥΜΙΑ, ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΙΐ: ΚΑΙ εΗΜΕΙΟί-Α) ΕΙΙΑΦΗΣ 


Επίσημη επωνυμία; 

Ταχ. διεύθυνση: 

Πόλη; 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρο: 

Σημείο{-α) επαφής: 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

Αιεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο (εότν υπάρχουν): 


1.2) Είδος της αναθέτουσβς αρχής και κύρια(-ες) δραστηριότηταςί-ες) (διαγωνισμός ποο καλύπτοται από την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ) 


Π Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή. 

Π Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών 

□ Αμυνα 

υποδιαιρέσεών τους 

ΓΊ Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

□ Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο 

Ο Περιβάλλον 

Ο Περιφερειακή ή τοπική αρχή 

0 Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

Π Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο 

Ο Υγεία 

Π Οργανισμός δημοσίου δικαίου 

Ο Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας 

Ο Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής 

Π Κοινωνική προστασία 

οργανισμός 

ΓΊ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

ΓΊ Αλλο ένα προσδιοριστεί) 

Π Εκπαίδευση 

Π Αλλο ίνα προσδιοριστεί) 


1,3) Κΐρια(-ες) δράστη ρι6τητας(-ες) του ανοθέτοντος φορέα (διαγωνισμός που καΐ,ντιτειαι από την οδηγία 2004/17/ΕΚ - 
«Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας») 


Ο Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και 

□ Ύδρευση 

θερμότητας 

[ϋ Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

□ Ηλεκτρισμός 

ΓΓΙ Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 

Π Αναζήτηση και άντληση αερίου και πετρελαίου 

ΓΊ Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία 

0 Αναζήτηση και εξόρυξη γαιανθράκων και άλλων 

ΓΊ Λιμενικές δραστηριότητες 

στερεών καυσίμων 

ΓΊ Αεροδρομικές δραστηριότητες 
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ΤΜΗΜΑ Π: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΑΕΤΗΣ 

ΙΙ.1) Περιγραφή 

11.1,1) Ονομασία ηβυ δόβηκε στο διαγωνισμό μελετών / στο αντικείμενο της μελέτης αϊτό την αναθέτουσα αρχή/τον 
αναθέτοντα φορέα 


11.12) Σύντομη περιγραφή 


Π, 1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόοιες συμβάοεις (ΟΡΥ) 


Κύριο λεξιλόγιο 

1 Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) 

Κύριο αντικείμενο 


□□□□-□ □□□□-□ 

ηράσθετο(-α) 
αντικείμενο(Ό) | 


□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 


ΤΜΗΜΑ IV: διαδικαβια 

IV.1) Διοικητικές πληροφορίες 

IV 1.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουαα αρχή (κατά ιτερίταωαή) 


IV. 1.2) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με τον ίδιο διαγωνισμό ναι Ο όχι □ 

Αν ναι, 

να αναφέρετε τον αριθμό της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα: ϋϋϋΠ/8ΠΠΠ"[3ΠϋΠΟΓ]Π 
Οϋ/ϋΟ/ΟϋΟυ (ηη/μμ/εεεε) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΤΜΗΜΑ V: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 


Αριβ.: ΟΟϋ Ονομασία 


1 ν.1) Ανάθεση και βραβεία (κατά περ/πτωση) 

ν.1,1) Αριθμός συμμετεχόντων; 

□□□ 



ν.1.2) Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχΰντων: 

□□□ 



ν.1.3) Όνομα και διεύθυνση των νιια\·ΠΓί(-ών) του διαγωνισμού 

Επίσημη επωνυμία; 

Ταχ, διεύθυνση: 

Πόλη; 

Ταχ, κώδικας: 

1 Χώρα; 


Ηλ. ταχυδρομείο: 

Τηλέφωνο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚΓ) 

Φαξ: 

ν.2) Αξία του (των) βραβείου(-ων) (κατά περίίττοΜτη) 




Αξία του (των) βραρείου(-ων) που απονέμεται(-ονται) εκτός ΦΠΑ (μόνον αριθμοί) _ 


Νόμισμα_ 


(Χρηοίμοποιήστε το τταψόν τμήμα όσες φορές απαιτείται) 


ΤΜΗΜΑ νΐ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

νΐ.1) ΛίΑΓίϊΝΙΣΜΟί; ΜΕΑΕΤίΙΝ ΣXΕΤIΖΟΜΕ^ΟI; ΜΕ ΪΧΕΛΙΟ ΗΑίΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ναι Ο όχι Π 

Αν ναι, αναφέρατε το (τα) έργο('α) ή/και το (τα) )Γρόγραμμ(ΐ(-το): 


νΐ.2) Συμπληρωματικές πληροφορίες (εάν Όΐτόφχουν) 
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νΐ.3) Δ]ΛΔΙΚΛι:[ΕΣ προεφυτμι: (να δώσετε πληροφορίες μόνον στην περίπτωση διαγωνισμού μελετών που συνδέεται με 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας) 


νΐ.3.1) Φορέας αρ|χόδιος για τις διαδικασίες ηροσφνγής 
Επίσημι) εϊίαινυμία: 


Ταχ, διεύ&υνση; 


Ηλ. ταχοδρομείο; 


Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚΕ): 


Ταχ. κώδικας; 
Τηλέφωνο; 


Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολόφηο^*; (ε“ν υπάρχει) 


Επίσημη εικονυμία; 


Ταχ. διεύθυνση; 


Πόλη: Ταχ. κώδικας: Χώρα; 


Ηλ ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: 


Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚ,Ε): Φαξ; 


νΐ.3.2) Υποβολή προσφυγών [συμπληρώστε το σημείο ¥1.3.2) Ή, εάν απαιτείται, το σημείο ¥1.3.3)] 
Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: 


νΐ.3.3) Υπηρεσία οπό την οττοία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 


Επίσημη επωνυμία; 
Ταχ. διεύθυνση: 


Πόλη; Ταχ, κώδικας: Χώρα; 


Ηλ, ταχυδρομείο: Τηλέφωνο; 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚ,Ε); Φαξ; 


νΐ,4) Ημερομηνία αποιτοληϊτης παρούσας προκήρυξής: 


(ηη/μμ/εεεε) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI! 


* * * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

* ^ Δημοσίευ<τη στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΐτ * 2, ηιβ ΜβΓεΐβτ, Ε-2985 Λουξεμβούργο Φαξ; (352) 29 29 42 670 

^ Ηλ.ταγυδρομείο: ίηρ-ρί3@οροοβ.θ6θ.βϋ.ΐηΙ Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: ϊιί1ρ://3ίηΐ3ρ.ει».ϊηί 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο παρών διοιγωνισμός καλύπτεται από την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ Π 
οδηγία 2004/17/ΕΚ («Επιχειρήσεις καινής ωφέλειαί;») Ο 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

1.1) ΕηηΝΥΜΙΛ, ΑΙΕΥΘΥΝΕΕΙΣ ΚΑΙ Ι:ΗΜΕΙ0(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 


Επίσημη επωνυμία: 

Τβχ. διεύβυνση: 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρα; 

Σημε[α(-α) επαφής: 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο (εάν ητάρχονν): 


Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: 

Π Το (τα) προαν(ΐφερθέν(-το) σημείο(-α) επαφής 

ΓΊ Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Λ ί 

Διεύθυνση για περαιτέρω τεκμηρίωση: 

Ο Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής 
(Π Αλλο; συμπληρώστε το ποφάρτημα Α Π 

Διεύθυνση για την αποστολή των σχεδίων αιτήσεων συμμετοχής: 

Ο Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής 

1 1 Αλλο; σομπληρώστε το παράρτημα Α 111 


1.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής και ΐίύρια(-ες) 5ραστηριότητας(-ες) (διαγωνισμός ποο καλύπτεται από την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ) 


Ο Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 

ΓΊ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών 

ΓΊ Άμυνα 

υποδιαιρέσεών τους 

ΓΊ Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

ΓΊ Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο 

Π Περιβΰλλον 

Ο Περιφερειακή ή τοπική αρχή 

ΓΊ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

[Ί Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο 

ΓΊ Υγεία 

1 1 Οργανισμός δημοσίου δικαίου 

ΓΊ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας 

ΓΊ Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής 

ΓΊ Κοινωνική προστασία 

οργανισμός 

ΓΊ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

π Άλλο (να προσδιοριστεί) 

Ο Εκπαίδευση 


1 ! Αλλο (να ποσσδισοιστεί) 
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1911 


1.3) ΚΥΡ^Α(-ΕΣ) ΛΡΑΕΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ(-ί;ϊ:) ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΕ ΦΟΡΕΑ (διαγωνιομός 7 (θν καλύΤΓπηαι ΰΟίύ την 
οδηγία 20ύ4/17/ΒΚ - «Επιχεφήσεις κοινής ωφέλειας») 



ϋ] Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και 
θερμότητας 
□ Ηλεκτρισμός 

Ο Αναζήτηση και άντληση ιχερίου και πετρελαίου 
Εϋ Αναζήτηση και εξόρυξη γαιανθράκων και άλλων 
στερεών καυσίμων 


Ο Ύδρευση 

Π Ταχυδρομικές υπηρεσίες 
Π Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 
□ Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία 
Π Λιμενικές δραστηριότητες 
II] Αεροδρομικές δραστηριότητες 


ΤΜΗΜΑ II; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

II. 1) Περιγραφή 


II. 1.1) Ονομασία που δόθηκε στο διαγωνισμό μελετών ! στο αντικείμενο της μελέτης από την αναβέτουσα αρχή / τον 
αναθέτοντα φορέα 


ΙΙ.Ι2) Σύντομη περιγραφή 


Π. 1,3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡΥ) 



Κύριο λεξιλόγιο 

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) 

Κύριο αντικείμενο 


□□□□-□ □□□□-□ 

Πρόσθετο{-α) 

αντικείμενο(-α) 


□□□□-□ οπαπ-α 
□□□π-α □□□□-□ 
□οοα-α ππππ-π 

□□□□-□ □□□□-□ 
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ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

I III. 1) Κριτήρια για την εηιλοτή των συμμετεχύντων (κατά τίερίτποίση) 


111.2) Η συμμετοχή εηιφυλώβσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική ναι □ όχι □ 

{κατά ττερίτπωση) 

Εάν ναι, να δηλώσετε την επαγγελματική κατηγορία; 


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 


ΐν.Ι) Είδος της διαδικασίας 

Ανοικτή Ο 


Κλειστή [3 


Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων ΟΠΠ Ή κατ’ ελάχιστον [Ζ!00 / κατά μέγιστο ΠϋΙΖΙ 

ΐν.2) Ονόματα τιον ιτυμμετεχόντων ίτου έχουν ήδη επιλεγεί (στην περίτττωση κλειστού διαγωνιαμσύ) 

{. 

6 . 

2. 

7. 

3. 

8 . 

4, 

9, 

5. 

10 . 


ΐν.3) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών 
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ΐν.4) Διοικητικές πληροφοριει; 


IV 4.1) ΑριθμΔς αναφοράς ττου χρησιμοποιεί για το φάκελο η οναθέτοοοα αρχή I ο ανοθέτων φορέας (εάν ιαχύει) 


ΐν.4.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρόποι απόκτησης 

Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή γιο πρόσβαση σε έγγραφα 
Ημερομηνία; □□/□□/□□□Π (ηη/μμ/εεεε) 


Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου 
Αν ναι, τιμή {μόνον οψιθμοί): _______ 

Όρον και μέθοδοι πληρωμής; _ 


Νόμισμα; 


ναι □ όχι Ο 


ΐν,4.3) Προθεσμία για την παραλαβή μελετών ή αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: □□/□□/□□□Ο (ηη/μμ/εεεε) Ώρα; __ 


ΐν.4.4) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους (κατά περάηωση) 
Προβλεπόμενη ημερομηνία: ΟΟ/Οϋ/ΠίΖΙΠΟ (ηη/μμ/εειχ) 


1 ν.4.5) Η γλώσσα (οι γλώσσες) στην οκοία (στις οποίες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις 

~Ε5~'αΓ~ΐΐΑ~ΠΕ~^ΕΤ ΕΪ ΕΝ ' ΡΚ ΪΤ ΕΥ ΕΤ ΗΗ ' ΜΤ ΝΕ ΡΕ ΕΓ “ΡΙ 3^ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ΠΟΡ 


ΐν.5) Βραβεία και κριτική επιτροπή 


ΐν.5.1) θα απονεμηθεί(-ούν) βρββείο(-α) 


ναι Ο όχι Ρ 


Αν ναι, να αναφερθεί ο αριθμός και η αξία του (των) προς απονομή βραβείο (βραβείων) (εφόσον ττροβλέπεται) 


ΐν.5.2) Λεπτομέρειες για αμοιβές προς όλους τους συμμετέχοντες (εφόσον κροβ/έπεται) 
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ΐν.5£υ|«ρ6βεις κου έκονται του διαγιονισμού: Συμβάσεις κου άκονται του διαγωνισμού 
θα ανατεθούν στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού 

ναιΟ όχιΟ 

ΐν.5.4) Η απάιραβη της κριτικής επιτροιτής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα 
αρχή/τον αναθέτοντα φορέα 

ναιΠ όχιΠ 

{ν.5.5) Ονόματα των επιλεγμένων μελών της κριτικής επιτροπής (εφόσον ισχύει) 



ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Φορέας αρμόδιος για -τις διαδικαοίβς διαμεοολάρηβης (εάν οτιάρχει) 

Ετάσημτ) επωνυμία; 

Ταχ, διεόθυνση: 

Πόλη;" ~ " ~ ' Ταχ. κώδικας; Χώρα: 

Ηλ, ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: Φαζ: 


νϊ.3.2> ΥποΡολή προσφυγών (συμπληρώστε το σημείο νΐ.3.2) Ή, εάν απαιτείται, το σημείο ¥13.3)] 
Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) γιο την υποβολή προσφυγών: 


νΐ.3.3) Υπηρεσία από την οποίο παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ. διεύθυνση; 

Πόλη; ~ ~ ” ~ ~ ~~ Ταχ. κώδικας: ΤΧώρα! 

Ηλ. ταχυδρομείο; Τηλέφωνο; 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υβΕ); Φαξ: 


νϊ.4) Ημερομηνία αποετολης τηε παρουςαε προκήρυξής: □□/□□/□□□□ (ηη/μμ/εεεε) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

I) ΛίΕΥβΥΝΓΕΙΐ; ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΛ ΕΠΑΦΗΕ ΑΠΟΤΑ οποία ΛΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Επίσημη βπιιινυμία·. 

Ταχ. διεύθπνση: 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρα: 

Σημ£(ο(-α) ετταφής: 

Τηλέφωνο; 


Υπόψη; 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚΕ): 


II) ΔΙΕΥΘΥΝΕΕΙΕ και ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Επίσημη επωνυμία; 



Ταχ. διεύθυνση: 

Πόλη; 

Ταχ. κώδικας; 

Χώρα; 

ΣημεΕο{-α) επαφής: 

Τηλέφωνο; 


Υπόψη: 



Ηλ. ταχυδρομείο; 

___ 1 

Φαξ 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΐΙΕ): 


III) ΑΙΕ ΥΘΥΝΕΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΝ ΣΧΕΛΗ1Ν / ΑΙΤΗΣΕΙ)» ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ, διεύθυνση; 

Πόλη; 

Ταχ, κώδικας: 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής: 

Τηλέφωνο; 


Υπόψη: 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚΕ): 
















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1917 


ΠΑΡΑΡΓΙίΜΑ VI!! 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμο της Βησημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2, πιε ΜβΓο'βΓ, Ε-2985 ΕυχβηιΐΜαΓ@ Φαξ; (352) 29 29 42 670 

Ηλ. ιαχ., ωρ-ο)ϊ@οροΜ.εβο.Εΐι.ίηΙ Πληροφορίες & ηλεκτρονικά έντυπο: ίιηρ;// 3 ίιηπρ,οα.ίηΐ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

Η ιιαρούβα προκήρυξη αφορά τη δημοσίευση: 

Προκαταρκτικής προκήρυξης <λα2υπτόμενης από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) □ 

Περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης Ο 
-που δεν χρησιμοποιείται ως μέσο πρόσκλησης διογωνισμού- 

(καλοπτόμενης απο την οδηγία 2004/! 7/ΕΚ- «Επιχειρήσεις ιωινής οιφεΚείας») 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

1.1) Επωνυμία, αιευουνεειε και ι:ημεια επαφηε 


Επίσημη επωνυμία; ■' " 

Ταχ. διεύθυνση: ' “■--—“ 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρα: 

Σημεία(-α) επαφής: 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ: ' -- 

___ 

Αι^(Η)νση(-εις) <ηΓθ Δια6ίκττ>ο (εάν Όκόρχει) 

Γενική διεύθυνση της/του αναθέτοϋσας(οντος) αρχής/φορέα (ϋΚΕ)·. 


Διεύθυνση του «προφίλ αχοραστή» στο Διαδίκτυο (ϋΚΙ.): 




1.2) ΕίΔΟΣΤΗΣΑΝΑβΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚνΡΙΑ(-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΐσΓΗΤΑΣ(-ΕΣ) 

(σε περίπτωση προκαταρκτικής προκήρυξης τωο δημοσιεύεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ) 


Π Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών 
παραρτημάτων τους 

0 Εθνική ή ομοσπονδιακή Υπηρεσία / Γραφείο 

Ο Περιφερειακή ή τοπική αρχή 

□ Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία / Γραφείο 

Ο Οργανισμός δημοσίου δικαίου 

□ Ευρωπαϊκός οργανισμός / Υπηρεσία ή διεθνής 
οργανισμός 

Π Αλλο (να προσδιοριστεί): 

□ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Π Αμυνα 

Π Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

Ο Περιβάλλον 

(Π Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

□ Υγεία 

□ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας 

□ Κοινωνική προστασία 

□ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

Ο Εκπαίδευση 

□ Αλλο (να προσδιοριστεί): 

1 αναθέΐουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης να. ΓΊ Π 





1918 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1.3) ΚνΡΐΛ<-ΕΣ) ΑΡΑΣΤΗΡΐθΤΗΤΑϊ('Εΐ;) ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟι; ΦΟΡΕΑ (σε 7Γε/)ί)ΓΓίϊί£Γτί περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης που 
δηροσιενετιχι σύμφωνα με την οδηγία 2004/17/ΕΚ - ίΐΕπιχειρήσεις κοινής ωφελείαςΛή 


ΓΊ Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και 

Ο Ύδρευση 

θερμάτητας 

ΓΊ Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

ΓΊ Ηλεκτρισμός 

Ο Υττηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 

ΡΙ Αναζήτηση καν άντληση αερίου και 

Γ~| Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία 

κετρελαίου | 

Ο Λιμενικές δραστηριότητες 

Ο Αναζήτηση και εξόρυξη γαιανθράκων και άλλων | 

0 Αεροδρομικές δραστηριότητες 

στερεών καυσίμων | 



ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


ΙΙ.1) ΟΝΟΜΑΙΙΑ ΙΙΟΥ ΛΟΘΗΚΕ στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑ0ΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 



ΙΙ.2) ΕιλΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έργα Ο 

Προμήθειες Π 

Υπηρεσίες □ 


Ι1Α) Σύντομη περιγραφή της αόμβααης ή αγαρ6ς(-ών) 


ΙΜ) ΚΟΙΝΟ ΛΕόΙΛΟίΤΟ Γ 

ΙΛ ΤΙΣ ΛΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΟΡΥ) 


! 

1 

Κύριο λεξιΐύγιο 

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) 

Κύρια αντικείμενο 


□□□□-□ □□□□-□ 


□□.□□.□□.□□-π ! 

□□□□-□ □□□□-□ 

Πρόσθετο(-α) ! 

απ,πα.οα.οπ-π 

□□□□-□ □□□□-□ 

αντικειμενο(-α) 

□□.□□.□π.ππ-α 

1 □□□□-□ □□□□-□ 



□□□□-□ ππππ-π 


- (Λρηαιμοποιήατε το παρόν τμήμα όσες φορές είναι απαραίτητο) - 


ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 













ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1919 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [X 



ΕΥΡίϊΠΑΪΚΗ ΕΝίΙΣΗ 

Δημοοίκυση στο Συμπλήροΐμα τΐ)ς Επ^ίσημηι, Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2, Γϋε ΜοΓοίβτ, Ε-2985 ΕυχοπιΕοοΓ^ Φας: (352) 29 29 42 670 

Ηλ. ταχ.: Γηρ-Ο(δ@οροοβχεο.6ϋ.ίηΐ Πληροφορίες & ηλεκτρονικά έντυπα: ίιΜ:ρ://3ίηΐ3ρ.βιι.ίηΙ 


Απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνιομού στο πλαίσιο δυναμικού 

συστήματος αγορών 

Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από; 

την οόηγία 2004/18/ΕΚ 

την οόηγία. 2004/17/ΕΚ (αΕΆίχβψήστίι, κοινής ζυφελείας») I I 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 
1.1) Επωνυμία, αιευθυνεεπ; και ΣίΐΜΕΐο(“Α) επαφηϊ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ, διεύθυνση: 

Πόλη: 

Ταχ. κώδικας: 

Χώρα; 

£ημείο(-α) επαφής; 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Ηλ, ταχυδρομείο; 

Φαξ: 

Λιεύ&υνση(-εις) στο Διαδίκτυο (εάν υπόψχει) 

Γενική διεύθυνση της/του αναθέτουσαςί-οντος) αρχήςίφορέα (ίΙΚΣ): 


Διαδικτυακή διεύθυνση στι^ν οποίο παρέχονται τα έγγραφα της σύμβασης ή/και συμπληρωματικά έγγραφα (Ι/ΚΙ): 


1.2) ΕίΔΟε ΠΙΓ α,ΝΑΘΕΤΟΥΧλχ .4ΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΙΡΙΑ(-Εε) 4ΡΑΕΤΗΡΐΟΤΗΤΑΧ(-Εε) { (7ί; περίπτωση σύμβααης πΟΌ καλύτιτετα! ατιό 
την οδηγία 2004/18/ΕΚ) 


Ο Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών 
παραρτημάτων τους 

Π Εθνική ή ομοσπονδιακή Υττηρεσία / Γραφείο 

Π Περιφερειακή ή τοπική αρχή 

1 1 Περιφερειακή ή τοπική Υττηρεσία / Γραφείο 

1 1 Οργανισμός δημοσίου δικαίου 
! 1 Ευρωπαϊκός οργανισμός / Υπηρεσία ή διεθνής 
οργανισμός 

1 1 Άλλο (να ποοσόιοοιατεί).' 

—-- 

1 1 Γ ενικές δημόσιες υπηρεσίες 

□ Αμυνα 

Π Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

Ο Περιβάλλον 

1 1 Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

□ Υγεία 

1 1 Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας 

ΓΤ Κοινωνική προστασία 

1 1 Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

Π Εκπαίδευση 

ΓΊ Άλλο (να προσδιοριστεί}: 


Η αναθέιουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι □ όχι Ο 










1920 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1.3) Κύρια(-ες) 6ραστηριότητας(-ί;ς) του ανοθίτοντος φορέα (οί. πιφίπτωση σύμβασης που καλυπτυται από την σόηγϊα 
2004/17/ΕΚ - «Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας») 


1 1 Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και 

1 1 Ύδρευση 

θερμότητας 

1 1 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

Π Ηλεκτρισμός 

Ο Υπιιρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 

Ο Αναζήτηση και άντληση αερίου και 

1 1 Αστικοί σιδηρόδρομος τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία 

πετρελαίου 

Ο Λιμενικές δραστηριότητες 

ΓΊ Αναζήτηση και εξάρυξη γαιανθράκων και άλλων 

Π Αεροδρομικές δραστηριότητες 

οτερεών καυσίμων 



ΤΜΗΜΑ Π: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


11.1) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΙΟV ΛΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ / ΤΗΝ ΑΝΑΒΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 


ΙΙ.2) Είδος σύμβασης 


Έρϊ» □ 


Προμήθειες Ο 


Υιιηρεσίες Π 


ΙΙ.3) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


11.4) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΟΡΥ) 


Κύρια λεξιλόγια 


Συμπληρΐαματικύ λεξιλόγιο (κατά ττερίπτωση) 


Κύρια αντικείμενο 




□ □□□-□ □□□□-□ 


Πρόαθετο(-α) 

αντικείμεν<»(-α) 


ϋϋ.[Ι1ϋ.ϋϋ.ϋΠ“[Ι1 


□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 


11.5) ΠΟΣΟΤΗΤΑ II ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


Εάν είναι γνωστή, εκτιμώμενη ειξία χωρίς ΦΠΑ (κατά ττερίπττυσιι μόνον αριθμοί)·. 
Ή μεταξύ ____ και__ 


Νόμισμα: 

Νόμισμα: 














ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1921 


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΐν,ΐ) Ειαοετηςλιαλικαςιαι; 

Ανοίκτή Ο 

ΐν.2) ϋοικιιτικΕΐ; πληροφορίες 

IV.2.1) Αριθμός αναφοράς λοο χρηοιμοΛονεί για το φάκελο η/ο αναθέτουσα('ων) αρχή/φορέας (εάν υπάρχει) 

IV.2.2) Προηγούμενη άημοβίευση (προκήρυξη σύμβασης) κε πεοισσότερεΐ πληροφορίει; Ύΐα το δυναμικό σύστημα 
αγορών 

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: υΐ,.]ΟΠ/δ[ΖΙΟ[Ι]''ΠΠΟΠΠΠΠ της ϋϋ/ϋΠ/ΟϋΟΟ (ηη/μμ/εεεε) 

ΐν.2.3) Προθεσμία υποβολής ενδεικτικών προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση 

Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε) Ώρα:_ 

ΐν.2.4) Γλώσσα(-ες) στην (στις) θΒθία{-ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές 

^3 05 ΟΑ ΟΕ ΕΊ^^ΕΕ ΕΝ ΡΕ ΪΤ ΓΫ ΕΤ ΗΗ ΜΤ ΝΕ ΡΕ ΡΤ §Κ 8Ε Μ ^ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Άλλη;________ 


ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


VI.1) Συμπληρηματικες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κοτά περίπτωση ) 


νΐ.2) Ημερομηνία αποστολής της π,αρουςας προκηρυ 


(ηη/ρμ/εεεε) 












1922 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ X 


<Γ * * 

* 

τίΐΓ 



* 

ΐϊ 

ΐϊ 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2, τυβ ΜεΓοίβτ, Ε'2985 Λουξεμβούργο Φαξ: (352) 29 29 42 670 

Ηλ,ταχυδρομεΙο; (ηρ-οί3@οροοβχοο.Ευ.ίη( Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: ίιΜρ;//6ίιηίιρ.6υ.ιηΙ 


ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 


1.1) ΕΠΩΝΥΤνίΙΑ, Λ(ΕΥΘΥΝΕϊ:ΙΣΚΑΙΣΗΜΕΙΟ(-Α) ϋΙΙΑΦΗΣ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ. διεύθυνση: 

Πόλη: 

Ταχυδρομικός κώδικας: 

Χώρα: 

Σημεία(-α) επαφής; 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

Διεύβυνση(-εις) στο Διαδίκτυο (εάν νπάχουν): 

Γενική διεύθυνση του αναθέτοντα φορέα (ΙΙΚΙ): 



Διεύθυνορπ ίου προφίλ αγοραστή (Ι/ΛΔ): 




Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: 

1 1 Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής 

Π Άλλο: συμπληρώστε τσ παράρτημα Α Ι 

Διεύθυνση για την παροχή ειδικής τεκμηρίωσης: 

1 1 Το (τα) προαναφερθέν{-τα) σημείο(-α) επαφής 

1 1 Αλλο: συμπληρώστε το πνψάρτημα Α ίΐ 

Διεύθυνση για την αποστολή υποψηφιοτήτων: 

0 Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-ο) επαφής 

1 1 Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α ΙΙΙ 


1.2) ΕΙΛΟΕΤΗΣΑΝΛΟΕΤΟΥΤΑΙ; ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(-ΕΣ) λραςτηριοτητας{-ες) 


ο Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή 
τοπικών τους παραρτημάτων 

[3 Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο 

□ Περιφερειακή ή τοπική αρχή 

Ο Περιφερειακή ή τοπική υττηρεσία/γραφείο 

□ Οργανισμός δημοσίου δικαίου 

□ Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής 
οργανισμός 

I I Αλλο (να προοδίοριατεί) ___ 


Ο Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 
Ο Αμυνα 

I I Δημόσια τάξη και ασφάλεια 
Ο Περιβάλλον 

ΓΊ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις 

□ Υγεί“ 

I I Στέγαση και υποδομές κοινής αιφέλειας 
Ο Κοινωνική προστασία 
I I Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 
I I Εκπαίδευορη 

I I Αλλο (να προσδιοριστεί) __ 
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ΤΜΗΜΑ Π: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1Ι.Ι) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


II.1,1) Ονομασία που δόθηκε οτη σύμ|1αση από την αναθέτουσα αρχή 


II. 1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Εκτέλεση 0 

Μελέτη και εκτέλεση 1 ί 

Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε Π 

μέσα, ενός έργου το οποίο 
ανταποκρίνεται στις επακριβώς 
οριζόμενες από την αναθέτουσα 
αρχή απαιτήσεις 

Κύριος τόπος εκτέλεσης τω 

Κωδικός ΝΠΤδ □□□!! 

\! έργων 

]□ 

II. 1.3) Συνοπτική περιγραφή της σύμβασης 



11.1.4) Καινό λεξιλόγιο γιο τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡν) 


Κύριο λεξιλόγιο 

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) 

Κύριο αντικείμενο 



Πρόσθετο{-ο) 

αντικείμενο(-α) 


□ □□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□ □□□-□ □□□□-□ 


ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


Π.2.1) Συνολική ϊτοσότητο ή έκταση {σνμκερι^Μμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρΐοης, εάν 
Όττάρχονν) 


Να οναφέρεται, εάν είναιγνοίστή, η τκτιμώμκνη αξίαιικτός ΦΠΑ (κατά τιερίτπωση, μόνον αριθμοί)·. ___ 

Νόμισμα: 

Ή: ίίεταίύ_και _ Νόμισμα: 

Π.2.2) Ελάχιστο ποσοστό των έργων που θα ανατεθεί σε τρίτους (κατά περίπτωση) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΤΜΗΜΑ III; ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

1ΙΙ.1) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΐ: 


ΙΙΙ.1.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων γιο την εγγραφή 
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 



ΙΠ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις (κατά περίτττωση): 



ΙΙΙ.1.3) Τεχνική ικανότητα 

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις (κατά περίπτωση): 




ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΐν.Ι) Κριτήρια αναθεςηε 



Γν.2> ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

IV 2.1) Αριθμός αναφοράς τιοί) χρηαιμοποιεί για το φάκελο η «νοθέτουοα αρχή (κατά περίπτωση) 
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ΐν.2.2) Προθεσμία για την υποβολή ηποψηφιοτήτοιν 

ίίμερομηνία: □□/□□/□πππ (ηη/μμ/ΐεεε) Ώρα;_ 


ΐν.2.3) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι υποψηφιύτητες 
ΕΚ 05 Ϊ5α ΟΕ ΕΤ ΕΪ εν ΡΚ ΐτ ον ΰτ ϊϊΰ ΜΤ Γ?Γ ΡΕ ΡΤ 5Κ 8Ε Π 8ν 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□Π 


ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


νΐ.1) Σύμβαση αχετιζάμενη με σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από κοινοτικά ταμεία νοιΟ όχι Π 
Αν ναι, αναφέρατε το (τα) έργο(’α) ή/καιτο (τα) πρόγραμμαί-τα): 



νΊ.2) ΣυμπλΗΡΩΜΑΙΊΚΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν υπάρχουν) 



νΐ.3) Διλλικαςιεςπροςφυγιις 


νΐ,3.1) Φορέας αρμόδιος γιο τις διαδικασίες προσφυγής 
Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ. διεύθυνση: 

Πόλη: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (ΙΓΚΕ): 


Ταχυδρομικός κώδικας: 
Τηλέφωνο: 

Φαξ: 



Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση) 

Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ. διεύθυνση· 

Πόλη: Ταχυδρομικός κώδικας: 

Ηλ. ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (ΙΙΚΕ): Φαξ: 


νΐ.3.2) Υποβολή προσφυγών /συμίΓίγρώστε-το σημείο Γ/.3.2/ί ιάν απαιτείται, το πημείο νΐ.3.3)] 
ακριβείς πληροφορίες σχετικό με την προθεσμία (τις προθεσμίες) γιο την υποβολή προσφυγών 


νΐ.3,3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ. διεύθυνση; 

Πόλη; Ταχυδρομικός κώδικας: Χώρα: 

Ηλ. ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (ίΓΚΕ): φαξ; 


νΐ.4) Ημερομηνία αποετο.υης της παρούσας προκήρυξής: Οϋ/ϋΟ/ΠΟϋϋ (ηη/μμ/εεεε) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

I) ΑίΕΥΘΥΝΣΕΕ ΚΑΙ ΕΙΙΜΕΙΑ ΚΠΑΦΙΕ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΙΘΕΤΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Επίσημη επωνυμία: 



I Ιαχ, ΰιευθυνση: ^ ^— --—“-- 

Πόλη: 

Ταχυδρομικός κώδικας: 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής: 

Τηλέφωνο; 


Υπόψη; 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚΕ): 


Π) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΠΣΚ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ. διεύθυνση; 

Πόλη: 

Ταχυδρομικός κώδικας: 

Χώρα; 

Σημείο{-α) επαφής: 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Η1. ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚΕ): 


ΙΠ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΙΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΤΗΦΙΟΤΗΤΟΝ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ, διεύθυνση: 

Πόλη; 

Ταχυδρομικός κώδικας; 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής: 

Τηλέφωνο; 


Υπόψη; 



Ηλ, ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (ΙλΙΙΕ); 






ΦΕΚ116 
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ΠΛΡΑΡΓίίΜΛ Χ[ 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2, πιε ΜβτειβΓ, Ε-2985 Λουξεμβούργο Φαξ: (352) 29 29 42 670 

Ηλ,ταχυδρομείο: !ηρ-ο)5@οροοβχβο.οΐ).ίιι1 Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: ΐΊίϊρ://ϊίιηορ.6ΐι.ϊηΐ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δημοπράτηση από τον ανάδοχο «τύμβασης παραχώρησης 
ο οποίος δεν αποτελεί αναθέτουσα αρχή 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Εργων 
1.1) Επωνυμία, λιευθυνεειε και εημειο(-α) επαφής 


Επίοημη επωνυμία; 

Ταχ. διεύθυνση; 

Πόλη: 

Ταχυδρομικός κώδικας: 

Χώρα: 

£ημείο(-α) επαφής; 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

Αιεύ&υνβη στο Διαδίκτυο (εάν υπάρχει): 



Γενική διεύθυνση του αναδόχου (ίΙΚί,): 




Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: 


1 I Το (τα) προαναφΕρθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής 
Π Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α I 


Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσετον και συμπληρωματικών εγγράφων: 

I I Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημΕίο(-α) επαφής 
ΓΊ Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α II 


Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής: 

Ο Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημΕίο(-α) επαφής 
I I Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α ΙΠ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΤΜΗΜΑ Π: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

η.ΐ) περπ’ραφη 


II.1. 1) Ονομαβία ηου δόθηκε βτη βνμβϊκτη από τον ανάόοχο 


II. 1.2) Είδος της σύμβασης και τδσος εκτέλεσης των εργασιών 

Εκτέλεση Κύριος τόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Μελέτη και εκτέλεση □ Κωδικός ΝσΓ8 ΠϋϋΟϋ 

Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε Π 

μέσα, ενός έργου το οποίο 
ανταποκρίνεται στις επακριβώς 
οριζόμενες από τον ανάδοχο 
απαιτήσεις. 


11.1.3) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 


11,1,4) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡΥ) 


Κύριο λεξιλόγιο 

1 

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά ττερίτττωση) \ 

Κύρω 

αντικείμενο 


□□□□-□ □□□□-□ 

Πρόσθετο(-α) 

«ντικείμενο(-α) 


□□□α-α □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 


II. 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


11.2.1) Συνολιιτή ποσότητα ή έκταση 






Να αναφερθεί, εάν είναι γνωστή, η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ (μόνον αριθμοί}·. . 

Ή'. μεταξύ ·ίαι 

Νόμισμα: 

Νόαισιια: 
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Π.3) ΛΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΙ; ΙΥΜΒΑΕΗΣ η ΠΡΟΘΕΣΜίΑ ΟΛΟΚΛΗΡίΙΣΗΐ: 

Διάρκεια σε μήνες: Πΰ ή/και σε μέρες; ΟΟίΖΙΟ (από τη σύναψη της σύμβασης) 

Ή Έναρξη: (ηη/μμ/εείε) I 

Ολοκλήρωση: (ηη/μμ/εεεε) \ 

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 



ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΐν.1) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΙΙΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


IV,2.2) Πραβεσμία: γω την παραλαβή των προσφορών Ο για υποβολή αιτήβεων ^η)μμετοχής Ο 

Ημερομηνία: (ηη/μμ/πΕί^Ε) Ώρα:_ 


ΐν.2.3) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών στους επιλεγέντες υποψηφίους 


Προβλεπόμενη ημερομηνία: 


■ [Ζ1(Ι]/ϋ0/ϋϋΠϋ (ηη/μμ/εεεε) 


ΐν.2.4) Η γλώσσα (οι γλώσσες) στην οποίο (στις οποίες) μπορούν να συνταχβούν οι προτάσεις ή οι αιτήσεις 
ε3 08 ΌΑ ΟΕ ΕΤ εΓ ΕΝ ΕΚ ίτ ΕΫ ΕΤ ΗΗ ΜΤ ΝΕ ΡΕ ΡΤ δΚ 5Ε ΡΪ ^ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

1) 4ΐΕν0¥Νΐ:ΕΙΕ ΚΛί ΕΗΜΕΙΛ ΕΠΛΦΗΕ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ (ΙΡΟΕΘΕΤΕΕ ΠΛΗΙΌιρΟΡΙΕΙ 


Επίττημη Επωνομίπ'. 

Ταχ. διεύθυνση: 

Π6λη: 

Ταχυδρομικός κώδικας; 

Χώρα: 

Σημ6(ο(-α) επαφής: 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υκΕ): 


Π) ΔίΕνθΥΝΣΕΙΕ ΚΑΙ ΕΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΗΕΥΙΤΡΑΦΗ νΠΟΧΡΕΩΕΕίΙΝ ΚΑΙ ΕΥΜΠΑΠΙΧΊΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Επίσημη επωνυμία: 

Ταχ. διεύθυνση: 

Πόλη: 

Ταχυδρομικός κώδικας: 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής; 

Τηλέφωνο; 


Υπόψη 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚΙ^): 


III) Διευθυνεειχ ΚΑΙ εημεια επαφιιε για την αποστολή υποτηφιοτηγγιν 


Επίσημη επωνυμία: 

Διεύθυνση; 

Πόλη; 

Ταχυδρομικός κώδικας: 

Χώρα: 

Σημείο(-α) επαφής: 

Τηλέφωνο: 


Υπόψη: 



Ηλ. ταχυδρομείο: 

Φαξ; 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (υΚΤ): 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Αριβ. Αποφ. ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.4/19.1.2(Η)1 (ΦΕΚ 94 Β731.1.2001)απόφαση 
Υφϋπουρνού ΠΕΧΙΙΔΕ: Σύσταση Μ-κού Σώματος Ελεγκτών Σοστημάτρ.» κα. 
Προγραμμάτων Διαοφάλιοης Ποιάτητας ΔημοαΙων Έργων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΤΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς 
ΠΕΧΩΔΕ Αθ. Αλευρά και Ηλ. Ευθυμιόπουλο». 

3. Τ,ς διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11.5.1999) «Τροποποίηση κα. συμπλήρωση του 
Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων 
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων). 

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1,91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση «Εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

5. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29.2.1984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού αναφορικά με την έκδοση κανονισμών 
σχετικά με την ποιότητα των έργων. 

6. Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31.12.1985) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

7. Τα ισχύοντα Διεθνώς Πρότυπα Συστήματα για την Ποιότητα. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτούμε Ειδικό Σώμα Ελεγκτών Ποιότητας Δημοσίων Έργων (Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε.) με 
σκοπό τη διενέργεια Επιθεωρήσεων Ποιότητας στα Δημόσια Έργα, την εποπτεία του 
οποίου θα έχει η Διεύθυνση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. της 
Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δ.Ε. του Υπουργείου μας. 

2. Αποστολή του Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. είναι: Η διενέργεια Επιθεωρήσεων/Αξιολογήσεων στα 
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Προγράμματα Ποιότητας Έργων που εφαρμόζονται 
στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές) τα οποία εκτελούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τις 
Περιφέρειες του Κράτους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 
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3. Η διενέργεια αυτών των Επιθεωρήσεων/Αξιολογήσεων γίνεται, είτε με βάση τους 
ετήσιους πίνακες επιθεωρήσεων που καταρτίζει η Δ/νση Ελέγχου και Εφαρμογής 
Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. είτε έκτακτα κατά την κρίση της ίδιας Δ/νσης. Λεπτομέρειες 
για τον τρόπο της Επιθεώρησης-Αξιολόγησης καθορίζονται στον Κανονισμό Επιθεωρήσεων 
της Δ/νσης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημ. Έργων. 

4. Οι υπάλληλοι που εγγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. πρέπει να είναι των πιο κάτω 
ειδικοτήτων: 

• Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΠΕ όλων των κλάδων που έχουν εγγράφει στο Τ.Ε.Ε. 

• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Γεωλόγοι ΠΕ 

• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Γεωπόνοι ΠΕ 

• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Δασολόγοι ΠΕ Πέραν όμως των τυπικών αυτών προσόντων θα πρέπει 
να έχουν και τα εξής ουσιαστικά προσόντα: 

• Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον για εσωτερικούς 
επιθεωρητές ποιότητας, από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό και να έχουν το 
πιστοποιητικό αυτό. 

• Να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον ως απλοί παρατηρητές σε τρεις και άνω 
Επιθεωρήσεις είτε της Δ/νσης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. είτε 
άλλου Οργανισμού (Ιδιωτικού ή Δημόσιου) προσκομίζοντας τα σχετικά περί τούτου 
παραστατικά. 

5. Το Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. στελεχώνεται, κατ' αρχήν, από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ελέγχου και 
Εφαρμογής Π.Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ και εφόσον παραστεί ανάγκη λόγω ειδικότητας ή 
άλλων αναγκών εμπλουτίζεται και από υπαλλήλους άλλων Οργανικών μονάδων του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, 01 τελευταίοι αυτοί υπάλληλοι δεν απαλλάσσονται από τα κσθήκοντά τους στις 
Υπηρεσίες που υπηρετούν και φέρουν τον τίτλο του Ελεκτή Ποιότητας Δ.Ε. για όσο χρόνο 
είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. Θα εκτελούντις 
επιθεωρήσεις/αξιολογήσεις μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Διεύθυνσης Ελέγχου και 
Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για 
τη επιθεώρηση. Οι απαιτούμενες μετακινήσεις εκτός έδρας των Ελεκτών Ποιότητας θα 
εγκρίνονται, απο τον Δ/ντη της Διεύθυνσης Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας 
Δ.Ε. και θα βαρύνουν τις αντίστοιχες πιστώσεις για την παραπάνω Διεύθυνση. 

6. Η εγγραφή των Ελεγκτών Ποιότητας στο παραπάνω Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε,, ή η διαγραφή των 
ήδη εγγεγραμμένων, θα γίνεται με απόφασή μας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. 
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7. Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση του Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. θα γίνεται δια του Γραφείου Γραμματείας 
της Δ/νσης Ελέγχου & Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2001 
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Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-01 (ΦΕΚ 266 Β714-3-01 )απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ: Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΖ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα". 

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ2.2.1/23.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργαύ ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς 
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 664Β/24.5.2000". 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11.5.99 "Τροποποίηση και Συμπλήρωση 
διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) "Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας 
Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ". 

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1.91 (Εγκύκλιος 2) απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α/23/29.2.84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και 
ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/ 31.8.1994) "Τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις". 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31.12.85) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" 
όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 23/93 (ΦΕΚ Α/8/5.2.1993) "Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 
89/440 και 89/665 της Ε.Ε." όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α/177/1985) "Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων". 

10. Το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ Α/212/29.8.96) "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ". 

11. Το Π.Δ. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/ 383/ΕΟΚ", και 
επειδή: 

1. Από ανάλυση των αιτιών των ατυχημάτων σε τεχνικά έργα προκύπτει ότι για την 
πρόληψή τους δεν αρκεί η λήψη μέτρων μόνο κατά τη φάση της κατασκευής τους. 
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2. Απαιτούνται μέτρα πολύ πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο για να 
εφαρμοστεί μία αποτελεσματική πολιτική πρόληψης των ατυχημάτων ,δηλαδή από τη 
φάση ακόμη της αρχικής μελέτης του έργου και την οργάνωση του εργοταξίου. 

3. Τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων που 
συμβαίνουν κατά την εκτέλεση του έργου, συνδέονται με εσφαλμένες επιλογές, αμέλειες ή 
παραλείψεις από την αρχική σύλληψη μέχρι την οριστική μελέτη του έργου. 

4. Ο μελετητής του έργου έχει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των κινδύνων για εκείνους 
που θα κατασκευάσουν, συντηρήσουν, επισκευάσουν και λειτουργήσουν το έργο. 

5. Η σημαντικότερη συνεισφορά του μελετητή στην πρόληψη των κινδύνων, αναμένεται 
κατά τη φάση της αρχικής σύλληψης και μελέτης σκοπιμότητας του έργου, όταν υπάρχουν 
ακόμη ανοικτές εναλλακτικές επιλογές. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την ένταξη των κατωτέρω άρθρων στην Ε.Σ.Υ. της μελέτης κάθε έργου: 

Άρθρο 1 

Γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου 

Ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να επισημάνει έγκαιρα στον ΚτΕ τους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις 
της κατασκευής. 

Ο ανάδοχος μελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά το σχεδίασμά του ΤΕ, τις γενικές 
αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, 
προσαρμοσμένες για τα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

• Την εξάλειψη των κινδύνων. 

• Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 

• Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα 
μέτρα πρόληψής τους. 

• Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής εηικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση 
ή επισκευή του έργου. 

• Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα. 

• Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα 
ατομικής προστασίας. 

• Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 
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• Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να 
ηρογ(χιμματϊζονται οι διάφορες εργασίες ή (ράσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή 
διαδοχικά. 

• Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων 
εργασίας. 

• Το σχεδίασμά ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου, στο 
οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης 
του έργου, καθώς και των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου 
(Τεχνικός Ασφάλειας, Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, Ιατρός Εργασίας 
Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων) που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. 
αναφορά εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης 
προσωπικού, ιατρικών εξετάσεων), καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας όπου αυτό 
απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής προστασίας εργασία σε ύψος). 

Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει τη βάση για το σχεδίασμά ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο 
κατασκευής 
Άρθρο 2 

Ορισμός και αντικείμενο Συντονιοτή Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΑΥΕ) 

Ο ανάδοχος μελέτης είναι υποχρεωμένος να ορίσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 
305/96, Συντονιστή θεμάτων ΑΥΕ, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη σύνταξης του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) κατά το 
στάδιο της μελέτης. 

Τα ονόματα των συντονιστών θα πρέπει να ανακοινωθούν στον ΚτΕ εντός ενός μηνάς από 
την ημερομηνία ανάθεσης της μελέτης. Στους Συντονιστές αυτούς θα ανατεθεί η εκτέλεση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 305/96. 

Άρθρο 3 

Περιεχόμενο {ΣΑΥ)-(ΦΑΥ) 

Ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να υποβάλει με το πέρας της μελέτης το Σχέδιο και το Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 

3.1 Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του ΣΑΥ ορίζονται οι εξής: 

• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

• Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορεί να αποφευχθούν. 
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• Εναλλαιαικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να 
αποφευχθούν. 

• Για τον ενοπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να ανοφέρονται συγκεκριμένα 
μέτρα για την πρόληψή του. 

• Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία 
των εργαζομένων. 

• Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού 
κίνδυνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για 
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κ.λπ.). 

• Διαδικασίες για το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού 
έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

3.2 Το ΦΑΥ θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, καθώς και οδηγίες και 
χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία ενδεχόμενα να πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης, όσο και κατά τη διάρκεια 
της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κ.λπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών συντήρησης στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 
(ύδρευσης ηλεκτροδότησης αερίων, ατμού κ.λπ.), στην πυρασφάλεια κ.λπ. 

3.3 Επισημαΐνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης και 
υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΚτΕ. 

3.4 Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδομικής άδειας τότε υποβάλλονται και στην 
Πολεοδομία. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2001 


Αριθ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ./85/14.5.01 (ΦΕΚ 686 Β'/1··6.2001)απάφαση Υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης 
στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε 
Δημόσιο Έργο»^. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1939 


Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ 2.2.1/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού ΠΒίΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς 
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 664Β/24.5.2000)». 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11.5.99) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 
428/95 (ΦΕΚ Α/245/ 24.11.95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων). 

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1.91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση «Εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α/23/29.2.84) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» όπαχ; έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και 
ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1. 

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31,12.85) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» 
όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

7. Τις διατάξεις του Ν.716/77 (ΦΕΚ Α/295/5.10.77) «Περί Μητρώου Μελετητών και 
αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» όπίΰς έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει 
σήμερα. 

8. Τις διατάξεις του ΠΔ 194/79 (ΦΕΚ Α/53/15.3.79) «Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και 
επόμενα του Ν.716/77» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

9. Τις διατάξεις του ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ Α/301/8.10.74) «Περί αμοιβών μηχανικών και 
σχετικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια μελετών» όπως έχει τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α/177/85) «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων». 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ Α/212/29.8.96) «Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ Α/11/18.1.96) «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,91/383/ΕΟΚ». 

13. Την ΚΥΑ 88555/3293/30.9.1988 άρθρο 6 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 
Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89. 
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14. Την με αριθμό 130159/7.5.97 εγκύκλιο εφαρμογής του Π.Δ. 305/96 του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίαεων. 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ), που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96,ως απαραίτητα 
στοιχεία για την έγκριση και παραλαβή (αρθ. 15 και 22 Ν.716/77) μελέτης Δημόσιου 
Έργου, που εκπονείται: (α) σε στάδιο οριστικής μελέτης, (β) σε στάδιο μελέτης εφαρμογής 
(ΠΔ 696/74). 

Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα πρέπει να ελέγχονται από τα εντεταλμένα όργανα που 
εγκρίνουν τις μελέτες ως προς: 

1) το περιεχόμενο τους (αρθ. 3 παρ. 5, 6 και 7 του ΠΔ 305/96) 

2) την εφαρμογή των αρχών πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την 
εκπόνηση της μελέτης του έργου (αρθ. 4 του ΠΔ 305/96 και αρθ. 7 παρ. 7 του ΠΔ 17/96) 
και 

3) τα θέματα ανάθεσης και κατάρτισής τους (αρθ. 5 του ΠΔ 305/96) και θα πρέπει να 
αναφέρεται ρητά, η συμμόρφωση με τα παραπάνω (1, 2, 3) του υποβαλλόμενου σταδίου 
εκπόνησης της μελέτης (οριστική ή εφαρμογής), στην εγκριτική απόφαση και στη 
βεβαίωση παραλαβής του σταδίου εκπόνησης της μελέτης. 

Αλλως η μελέτη δεν εγκρίνεται και θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του ΠΔ 194/79 
(αρθ. 21) για «παραλείψεις ή ελαττώματα διαρκούσης της εκπονήσεως της μελέτης». 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις μελέτες Δημοσίων Έργων, που εκπονούνται σε 
στάδιο οριστικής μελέτης ή μελέτης εφαρμογής και θα υποβληθούν για έγκριση μετά από 
τρεις μήνες από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Για τις παραπάνω μελέτες, που θα υποβληθούν για έγκριση μετά από τους τρεις μήνες και 
για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή τους θα θεωρηθεί ως αυτοδικαίως συντελεαθείσα (αρθ. 
22 παρ. 2 Ν.716/77), ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 22 του ΠΔ 194/79 για 
«παραλείψεις ή ελαττώματα διαπιστούμενα μετά την παραλαβή» και ο ανάδοχος της 
μελέτης υποχρεούτοι να ολοκληρώσει την μελέτη του με την κατάρτιση του ΣΑΥ και του 
ΦΑΥ, σύμφωνα με το αρθ. 19 παρ. 6 και 4 του Ν. 716/77. 

Εξυπακούεται βεβαίως ότι η εφαρμογή του ΠΔ 305/96 και ιδιαίτερα των παρ. 3 και 9 του 
αρθ. 3, είναι υποχρεωτική και για κάθε κατασκευαζόμενο Δημόσιο Έργο (που έχει εγκριθεί 
η Διακήρυξή Κατασκευής του ή το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη προ της ισχύος της 
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παρούσας), ανεξάρτητα της ύπαρξης ΣΑΥ και ΦΑΥ στην εγκεκριμένη μελέτη ή της μη 
αναφοράς των ΣΑΥ και ΦΑΥ στα τεύχη δημοπράτησης. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2001 


Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.01 (ΦΕΚ 1013 Β'/2·8·2001)απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ ; Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και 
την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα 

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ2.2.1/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς 
ΠΕΧΩΔΕ" (ΦΕΚ 664Β/24.5.2000). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/99 (ΦΕΚ92Α/11.5.99) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση 
διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ245Α/24.11.95) "Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας 
Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ"». 
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4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1.91 απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών" (Εγκύκλιος 2/91). 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23Α/29.2.84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το 
άρθρο 21 παρ. 1, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των 
έργων. 

6 Τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.85) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως 
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

7. Τις διατάξεις του η.Δ.334/2000 (ΦΕΚ 279Α/ 21.12.2000) "Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ ΕΟΚ", όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

9. Την εργασία του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ. 10. Το κείμενο εργασίας "Οδηγίες για την 
Ποιότητα στα Δημόσια Έργα" που έγινε στα πλαίσια του Έτους Ποιότητας 1998 

11. Τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πιλοτικού Προγράμματος 
"Επιθεώρηση Τεκμηρίωσης του ΠΠΕ" του έργου "Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, τμήμα από 
ανισόπεδο Κόμβο Πέτρου Ράλλη μέχρι ανισόπεδο Κόμβο Καβάλας" (Απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα Δ.Ε. με Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/380/29.6.2000, ορθή επανάληψη 2.11.2000). 12. 
Την με αρ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/13.10.2000 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
265Β/18.10.2000) για την εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας στα Δημόσια 
Έργα. 

13. Το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα ΕΛΟΤ150 10005:2001 (150 10005:1995). 

Και επειδή: 

1. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων. 

2. Η σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 
επιμέλεια και προσοχή ώστε να μην έρχεται σε αντιφάσεις με τα συμβατικά τεύχη του 
εκάστοτε έργου και επομένως απαιτούνται οδηγίες για την σύνταξή του. 

3. Δεν υπάρχουν οδηγίες του Κυρίου του Έργου όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση 
ενός ΠΠΕ και αυτό το κενό καλύπτουν οι παρακάτω οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής 
αποφασίζουμε: 

Την έγκριση των παρακάτω οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον 
έλεγχο και την έγκριση των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων: 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα Προγράμματα Ποιότητας στα τεχνικά έργα αφορούν στην έγκαιρη και προληπτικού 
χαρακτήρα παρακολούθηση της ποιότητας των έργων. 

Οι φορείς που είναι δυνατό να εμπλέκονται σε ένα τεχνικό έργο είναι, ανάλογα με την 
περίπτωση: 

-Κύριος του Έργου 
-Φορέας Ανάθεσης 
-Διευθύνουσα Υπηρεσία/Εηιβλέπων 
-Σύμβουλος (-οι) Τεχνικής Υποστήριξης 
-Μελετητής (ές) 

-Κατασκευαστής (Εταιρεία ή Κοινοπραξία) 

-Υπεργολάβος (-οι) 

-Προμηθευτής (ές) Υλικών 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε ένα τεχνικό έργο θα πρέπει να διαθέτουν την τεχνογνωσία 
που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εκπονούν, να αξιολογούν και να ελέγχουν τα 
προγράμματα ποιότητας, ο καθένας από τη δική του πλευρό. 

Κρίνεται στο σημείο αυτό απαραίτητο να παρατεθεί ο ορισμός για το πρόγραμμα ποιότητας 
(ηυοίίίγ ρΐθπ) από το πρότυπο 150 8402:1994: 

Έγγραφο, στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα 
καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο 
προϊόν, έργο ή σύμβαση (παρ. 3.13 του προτύπου)". 

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που οριστικοποιείται και 
συγκεκριμενοποιείται κατά την περίοδο προπαρασκευής των εργασιών. Συντάσσεται από 
τον ανόδοχο και υποβάλλεται στον Κύριο του Έργου εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

Η σύνταξη ενός κατάλληλου Προγράμματος Ποιότητας για κάθε έργο που εκτελεϊται και η 
παρακολούθηση της εφαρμογής του είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την εκτέλεση 
του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις. Κύριος στόχος ενός Προγράμματος 
Ποιότητας είναι η σωστή οργάνωση του έργου και η κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο 
Κύριος του Έργου μέσω της σύμβασης. 
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Το Πρόγραμμα Ποιότητας θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των 
συμβατικών τευχών και: 

1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες 

2. θα είναι σε πλήρη συμφωνία και θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου 

3. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου 

4. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 
στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
(δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα 
συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του μητρώου του έργου). 

Κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει να γίνει συστηματική, σχολαστική και 
ολοκληρωμένη μελέτη των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών, νσ εντοπιστούν έγκαιρα 
οι τυχόν ασάφειες στα συμβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις μεταξύ τους, να 
συζητηθούν μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου και νσ ληψθούν οριστικές 
αποφάσεις για τις λεπτομέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης 
στο ΠΠΕ. 

Το ΠΠΕ ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές, ώστε 
να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση του έργου (π.χ. τροποποίηση της μελέτης) 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΠΕ 

Μία ενδεικτική διάρθρωση των περιεχομένων του ΠΠΕ είναι η ακόλουθη: 

ΤΜΗΜΑ I 

1. Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας 

1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο 

1.3 Δομή Προγράμματος Ποιότητας 

2. Περιγραφή έργου 

2.1 Μέθοδοι κατασκευής 

2.2 Έλεγχοι και Δοκιμές 

2.3 Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

3. Χρησιμοποιούμενοι πόροι 

3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό 

3.1.1 Οργανόγραμμα έργου 

3.1.2 Αρμοδιότητες κυρίων στελεχών 

3.1.3 Στελέχωση του έργου 
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3.2 Υλικά και υπηρεσίες 

3.2.1 Υλικά 

3.2.2 Υπηρεσίες 
3.3 Εξοπλισμός 

3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα) 

3.3.2 Μετρητικός εξοπλισμός 

4. Διαχείριση 

4.1 Διαχείριση εγγράφων 

4.1.1 Διαχείριση του Προγράμματος Ποιότητας 

4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων 

4.1.3 Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα 

4.1.4 Αρχειοθέτηση 

4.2 Μη συμμορφώσεις Διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες 

4.3 Επιθεωρήσεις 

4.4 Ανασκοπήσεις 

5. Αλλα θέματα 

5.1 Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

5.2 Ασφάλεια και Υγεία 

5.3 Προστασία περιβάλλοντος 

6. Παραπομπές- Αναφορές 

6.1 Σχέδια 

6.2 Πρότυπα Κανονισμοί Τεχνικές Προδιαγραφές 

6.3 Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας αναδόχου 
ΤΜΗΜΑ II 

7. Προγράμματα Ενεργειών 

Το λειτουργικό τμήμα του ΠΠΕ αποτελούν τα προγράμματα ενεργειών, κάθε ένα από τα 
οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα ή σε συγκεκριμένη ενότητα του έργου και 
περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την κατασκευή του. 

Τα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιμές 
του έργου. 

Στα προγράμματα ενεργειών: 

-αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τμήματος (π.χ. 
εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας (π.χ. κατασκευή άνω διάβασης) 
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-καθορίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών 
(Σημεία Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ) 

-καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται (π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, 
πρότυπα, συμβατικές απαιτήσεις) 

-περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι 
που θα γίνουν) 

-καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσμάτων 
(π.χ. έντυπα εργαστηριακών δοκιμών, δελτία ελέγχου εργασιών κ.τ.λ.) 

-καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (π.χ. Ανάδοχος, 
Υπεργολάβος Κύριος του Έργου, Τρίτος) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενο 
τους, είναι δυνατό είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήματα 
που το συνοδεύουν. 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΠΕ 

Η σύνταξη και η κατ' αρχήν έγκριση του ΠΠΕ γίνεται από τον ανάδοχο μέσω των 
εσωτερικών του διαδικασιών. Στη συνέχειο το ΠΠΕ υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο 
και έγκριση. Ο έλεγχος και η έγκριση από τις υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου πρέπει να 
καλϋψουν με λεπτομερειες όλα τα θέματα που, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 
περιεχομένων, περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ. 

Γιο τη διευκόλυνση και την υποβοήθηση των υπηρεσιών που θα ελέγχουν και θα εγκρίνουν 
τα ΠΠΕ επισυνάπτεται στις παρούσες οδηγίες ένα υπόδειγμα "Εντύπου ελέγχου και 
έγκρισης από την Υπηρεσία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)", το οποίο θα 
συμπληρώνεται από τις υπηρεσίες κατά την εξέταση των ΠΠΕ και θα παραμένει στα αρχεία 
τους, ενώ παράλληλα θα εγκρίνεται το ΠΠΕ και θα επιστρέφεται στον ανάδοχο για να 
εφαρμοστεί κατά την εκτέλεση του έργου. 

Συνημμένο στις παρούσες οδηγίες: Έντυπο ελέγχου και έγκρισης από την Υπηρεσία του 
Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2001 
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Αριθ. ΔΕΕΠΠ/οικ.110/03 (ΦΕΚ Β 624/20-5-03) : Τήρηση Βάσης Δεδομένων με 
τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημοσίων Έργων και τους 
λόγους που τις προκάλεσαν. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη 

1. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 2Ζ|^' 1984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη 
ποιότητα των έργων. 

2. Το Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/ΑΊ977) «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και 
εκπονήσεως μελετών». 

3. Το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/ΑΊ996) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας». 
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4. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α’1997 ) «Δικαστική προστασία κστά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 

5. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/ΑΊ999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές ρυθμίσεις» και το 
Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/2002) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης». 

6. Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α 2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης 
και άλλες διατάξεις». 

7. Το Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α 1985) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερια. 

8. Το Π.Δ 194/1979 (ΦΕΚ 53/Α’ 1979) «Περί εκτελέσεαχ; των άρθρων 11 και επόμενα του 
Ν.716/1977 (περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών)». 

9. Το Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ Ιδθ/Α' 1985) «Σύνθεση επιτροπών Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ. και άλλες 
ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

10. Το Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α' 1999) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων του 
Π.Δ. 428/1995 (Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων)». 

11. Το Π.Δ. 278/1999 (ΦΕΚ 232/Α'1999) «Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των στελεχών τους και συγκρότηση Πειθαρχικών 
Συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.». 

12. Το Π.Δ. 121/2001 (ΦΕΚ 112/Α'2001) «Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων 
του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984)". 

13) Το Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α’ 1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 

14. Την Υ6/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/Β7 2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα^ας και 
Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». 

15. Τη Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β71890) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 παρ.1 του Ν. 
1892/1990. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1949 


16. Την εμφάνιση αστοχιών σε τεχνικά έργα η έννοια των οποίων στοιχειοθετείται από 
κάθε διαφοροποίηση πού επέρχεται κατά την υλοποίηση ενός τεχνικού έργου από 
οποιαδήποτε αιτία και οε οποιοδήποτε στάδιο αυτού , όπως στον αρχικό σχεδίασμά, στην 
τεχνική μελέτη, στον από τα συμβατικά τεύχη προβλεηόμενο τρόπο κατασκευής στη μη 
τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών για την προμήθεια και χρήση υλικών, 
μηχανημάτων, επιλογής κατάλληλου προσωπικού κ.λπ. στη μη τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος κ.λπ., οι οποίες επιφέρουν αφ' ενός μεν οικονομικές επιβαρύνσεις 
καθυστερήσεις και λειτουργικά προβλήματα και αφ' ετέρου μπορεί να εγκυμονούν 
σοβαρούς κινδύνους για την θεραπεία των οποίων απαιτούνται πρόσθετες επεμβάσεις. 

17. Και επειδή οι παραπάνω αστοχίες και τα αίτια που τις προκάλεσαν πρέπει να 
καταγράφονται με την τήρηση Βάσης Δεδομένων σύμφωνα με την Παρ. 2 του άρθρου 5 
του Π.Λ. 81/1999 για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Τη δημιουργία και τήρηση Βάσης Δεδομένων σχετικής με τις αστοχίες που εντοπίστηκαν 
σε Δημόσια Έργα και τις αιτίες που τις προκάλεσαν και στα οποία έργα δεν έχει 
συντελεστεί η οριστική παραλαβή μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. 

2. Η παραπάνω Βάση Δεδομένων θα τηρείται και θα ενημερώνεται από την Δ/νση Ελέγχου 
και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου μας, σύμφωνα με τα πιο κάτω στοιχεία της 
παρ. 3 που υηοχρεούνται να αποστέλλουν σε αυτή, με ευθύνη των προϊσταμένων των 
Διευθυνουσών Υπηρεσιών, όλες οι Υπηρεσίες που μελετούν, κατασκευάζουν και συντηρούν 
Δ.Ε. 

3. Τα στοιχεία που θα αποστέλλονται στην παραπάνω αρμόδια Δ/νση είναι τα εξής : 

3.1. Κάθε αρνητική απάντηση που δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο της 
νομιμότητας της οικείας σύμβασης και κάθε συμπληρωματικής και την αιτιολόγηση αυτής 
(άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 και άρθρο 3 του Ν. 3060/2002) 

3.2. Κάθε αμετάκλητη, υπέρ του ενδιαφερομένου, δικαστική απόφαση προστασίας 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως 
δημοσίου έργου (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2522/1997 και οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.). 

3.3. Κάθε έγγραφο ή ειδική διαταγή προς τον αναδοχο μελετητή (άρθρο 19 του Ν. 
716/1977 και άρθρα 21 και 22 του Π.Δ. 194/1979) ή κατασκευαστή (άρθρο 7 του Ν. 
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1418/1984 και άρθρο 46 του Π,Δ. 609/1985), συνοδευόμενα με όλες τις περαιτέρω 
ενέργειες μέχρι τη τελική έκβαση της υπόθεσης. 

3.4. Κάθε πρόστιμο που επιβλήθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 
1418/1984 και το Π.Δ. 121/2001. 

3.5. Κάθε τελική απόφαση έκπτωσης αναδόχου μελετητή (άρθρο 19 του Ν. 716/1977 και 
άρθρα 11 παρ. 2 και 13 του Π.Δ. 194/1979) ή κατασκευαστή (άρθρο 7 του Ν. 1418/1984 
και άρθρο 47 του Π.Δ.609/1985). 

3.6. Κάθε απόφαση τροποποίησης της μελέτης κατά το στάδιο κατασκευής έργου για την 
οποία ευθύνεται ο ανάδοχος μελετητής (άρθρο 19 του Ν. 716/1977, άρθρο 4 παρ.10 του 
Ν. 1418/1984 και άρθρο 30 του Π.Δ. 609/ 1985). 

3.7. Κάθε απόφαση διάλυσης, σύμβασης ή ματαίωσης διάλυσης αυτής και τους λόγους που 
την προκάλεσαν (άρθρο 21 του Ν. 716/1977 καί άρθρο 9 του Ν. 1418/84, άρθρα 48, 49 
και 50 του Π.Δ. 609/1985 ). 

3.8. Κάθε πρόστιμο που επιβλήθηκε σε εργοληπτική επιχείρηση όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 1418/1984 και στο άρθρο 8 του Π.Δ. 472/1985 

3.9. Κάθε διοικητική κύρωση ή πρόσημο πού επιβλήθηκε σε Εργοληπτική Επιχείρηση 
(άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 2 του Π.Δ. 278/1999). 

3.10. Πρωτόκολλα προσωρινής ή οριστικής παραλαβής έργων με παρατηρήσεις σχετικά με 
την ποιότητα υλικών και κατασκευής, τις ποσότητες, την μη εκτέλεση των απαραίτητων 
ελέγχων και δοκιμών (άρθρο 11 του Ν. 1418/1984 και άρθρα 53 και 55 του Π.Δ. 
609/1985). 

3.11. Κάθε απόφαση αυτοδίκαιης παραλαβής μελέτης (άρθρο 22 του Ν. 716/1977) ή έργου 
(άρθρο 11 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 55 παρ. 2 του Π.Δ 609/1985). 

3.12. Πρωτόκολλα διαπίστωσης βλαβών που προκλήθηκαν σε έργα: 

1. από υπασιότητα του φορέα κατασκευής των έργων ή 

2. από ανωτέρα βία με τα οποία καταλογίζονται ευθύνες ή στον φορέα κατασκευής αυτών 
ή τον ανάδοχο και αποφάσεις εγκρϊσεως αυτών (άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 άρθρο 
45 του Π.Δ. 609/1985). 

3.13. Κάθε αποτέλεσμα επιθεώρησης που πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεωρητών (άρθρο 
22 του Ν. 1418/1984 και Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/01/71/ ΦΝ294/1986). 

3.14. Κάθε αποτέλεσμα από ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΕΣΠΕΑ (άρθρο «τέταρτο» 
του Ν. 2372/1996 παρ.4 εδάφιο πρώτο και Δ17α/10/16/ΦΝ380/1998 Υπουργική 
Απόφαση). 
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3.15. Κόθε σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου ή ανάθεσης μελέτης που υπογράφτηκε 
χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που 
προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3021/2002 ή παρά την έκδοση απορριπτικής πράξης 
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπεται στη παράγραφο 3 του ίδιου 
άρθρου. 

4. Για κάθε Δημόσιο Έργο που υπάρχουν αστοχίες θα συμπληρώνεται το Παράρτημα, θα 
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και θα αποστέλλεται στην 
Δ.Ε.Ε.Π.Π. Το Παράρτημα αυτό προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής, αποτελεϊται δε από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται 
τα γενικά στοιχεία της μελέτης ή του έργου και στο δεύτερο οι αστοχίες σύμφωνα με την 
πιο πάνω παράγραφο 3. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2003 


Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.889/27.11.02 (ΦΕΚ Β 16/14-1-03) Απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ ; Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137Α/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα". 

2. Την Υ6/31-10-01 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπ/γούς ΠΕΧΩΔΕ" (ΦΕΚ1484Β/31-1001). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ 92Α/11-5-99) "Τροποποίηση και Συμπλήρωση 
διατάξεων του Π.Δ.428/95 (ΦΕΚ245Α/24“11'95): Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας 
Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ" και δη το άρθρο 2α. 

4. Την Δ16α/010/9/ΦΔ/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α/29-2-84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το 
άρθρο 21 παρ.1. 

6. Τις διατάξεις του Ν.1568/85 (Φ.Ε,Κ 177Α/1985) 'Ύγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων". 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 (ΦΕΚ223Α/31-12-85) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως 
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/16-9-1981) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιύτητος 
Πολιτικού Μηχανικού". 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.334/2000 (ΦΕΚ279Α/21-12-00) "Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ", και ιδιαίτερα 
το άρθρο 12 παρ.2 . 

10. Το Π.Δ.17/96 {ΦΕΚ11Α/18-1-96) "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ" και δη το άρθρο 7 του ανωτέρω Π.Δ. (Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών) 
που αναφέρει την αρχή ευθύνης του αναδόχου. 

11. Το Π.Δ. 305/1996 (Φ.Ε.Κ. 212Α/29-8-96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ". 

12. Την ΔΕΕΠΠ/οικ/433/19-9-2000 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176Β/22-9- 
2000). "Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου 
για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου". 

13. Την ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001 Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/1-6-2001) 
"Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής 
μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο". 

14. Την ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-01 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 266Β/14-3-01) για 
την πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου, και επειδή: 

1. Για την πρόληψη των ατυχημάτων σε τεχνικά έργα απαιτείται η λήψη μέτρων για την 
ασφάλεια και υγεία τόσο κατά τη φάση της μελέτης όσο και κατά τη φάση της κατασκευής 
τους. 
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2. Από το Π.Δ. 305/96 προκύπτει η υποχρέωση του Αναδόχου να εξαλείφει ή να 
ελαχιστοποιεί την επικινδυνότητα για τους εργαζομένους και τα άλλα ενδιαφερόμενο μέρη, 
που μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας. Την υποχρέωσή 
του αυτή υλοποιεί με τη λήψη μέτρων προστασίας βασισμένων στη νομοθεσία, στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) κατά την φάση της μελέτης, στο χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών, καθώς και στις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές 
των μελετών κατά την φάση της κατασκευής του έργου, 

3. Η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου στο εργοτάξιο 
επιτυγχάνεται με την οργάνωση του Αναδόχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα 
ισχύοντα Πρότυπα. 

4. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την ένταξη των κατωτέρω άρθρων στην Ε.Σ.Υ. κάθε έργου: 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή 
και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, 
όπα>ς εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων. 

2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι 
εξής: 

2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα 
και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων 
τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων 
ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/ 85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ 294/88). Η ανάθεση των 
καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας 
καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε 
υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, 
αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του 
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με 
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εξωτερικούς συνεργάτες ή/κοι με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού 
Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.)· 

2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

• αναφορά ατυχήματος, 

• διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας 

• αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

• χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

• εκπαίδευση προσωπικού, 

• ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη 
προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής, 

2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική 
επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε 
εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση 
των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε 

• Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ 

• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο 
εργοτάξιο. 

• Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και 
τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης να παρακολουθεί τις εργασίες 
όσον αφορά θέματα Α.Υ,Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
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Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδϊδεται με την ολοκλήρωση του 
Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ 
και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη , αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 
αδαπάνως για το Δημόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.1 Γενικά 

• Είδος έργου και χρήση αυτού 

• Σύντομη περιγραφή του έργου 

• Ακριβής διεύθυνση του έργου 

• Στοιχεία του κυρίου του έργου 

• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελεΐας. 

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 
εργασίας. 

2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν ηεριγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις 
π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. και 
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 
επικινδυνάτητας κάθε φάσης και απόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας π.χ. 

X = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
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Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

2.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 
μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (Παράρτημα II του άρθρου 12 του Π.Δ 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής; 

2.9. Α Γενικά: 

• είδος έργου και χρήση αυτού 

• ακριβή διεύθυνση του έργου 

• αριθμό αδείας 

• στοιχεία του κυρίου του έργου 

• στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

2.9. Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου; 

• τεχνική περιγραφή του έργου 

• παραδοχές μελέτης 

• τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη", 

2.9. Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από το διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης αερίων, ατμού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

2.9. Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

• Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση 
του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που 
θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το 
έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη 
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού 
κ.λ.π. 
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• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
σναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, 
αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της 
προσφοράς του. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2002 


Απόφαση αρ.πρ. Δ17α/02/115/ΦΝ. 443/3-8-2007/ΦΕΚ 1556Β' 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4"^ βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΑΊ79). 

2. Την αριθμ. Δ17α/02/101/ΦΝ437/13.10.04 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων και εντύπου οικονομικής 
προσφοράς» (Β'1581). 

3. Την αριθμ. Δ17α/07/39/ΦΝ437/24.3.05 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, «Έγκριση 

βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων» (Β'408). 

4. Την αριθμ. Δ17α/06/18/ΦΝ437/13.2.06 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση 
2^ βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων» (ΒΊ72). 

5. Την υπ’ αρ. Δ17α/01/127/ΦΝ443/25-8-2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Έγκριση βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων» (Β’ 1184). 

6. Την ανάγκη προσαρμογής των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ώστε να 
ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μετά την εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 
3518/06 (Α’ 272), Ν. 3548/07 (Α' 68), Ν. 3559/07 (ΑΊ02) και Π.Δ 60/07 (Α’ 64). 
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 
63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
{Φ.Ε.Κ. 98 Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Αττοφασίζουμε 

1. Εγκρίνουμε την 4'’ βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής 
δημοπρασίας, ως εξής: 

α) Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (Τύπος Α) για έργα που εμπίπτουν λόγω 
προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) στο πεδίο εφαρμογής των Προεδρικών Διαταγμάτων 
60/2007 και 54/2007. 

β) Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (Τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις με 
ενημερότητα πτυχίου αλλά και επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα. 

γ) Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (Τύπος Γ) για έργα στα οποία καλούνται επιχειρήσεις 
χωρίς ενημερότητα τττυχίου. 

2. Τα παραπάνω πρότυπα τεύχη διακήρυξης αντικαθιστούν τα τεύχη που εγκρίθηκαν με 
την αρίθμ. Δ17α/01/127/ΦΝ443/25-8-2006 {Β'1184) απόφαση του Υπουργού ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Η ανωτέρω 4^ βελτίωση των πρότυπων τευχών διακήρυξης ισχύει υποχρεωτικά για τα 
έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας θα αποσταλεί για δημοσίευση την 1 
Οκτωβρίου 2007 και εφεξής. 

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Η απόφαση αυτή, καθώς και τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: . 

(Στοιχεία Αρχής ή υπηρεσίας .. 

που διεξάγει τον διαγωνισμό) . 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 

ΣΗ: 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
(Τύττος Α) 


Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού (χωρίς 
Φ.Π.Α.)^ στο πεδίο εφαρμογής των προεδρικών διαταγμάτων 

60/2007 και 59/2007. 


(Τόπος) . 

(Ημερομηνία) 


' Το όριο για την εφαρμογή των π.5/των από 1-1-2006 και για τα έτη 2006 και 2007, στο ποσό των 5.278.000 ΕΥΡΩ 
ΧίίΡ!ΐί;Π.Α._ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ εργο: 


(Στοιχεία Αρχής ή υττηρεσίας ττου 

διεξάγει το διαγωνισμό) χρηματοαοτηεη: 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 


(Τίτλος της υπηρεσίας που διεξάγει τη δημοπρασίο). 

διακηρύσσει 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου; 


Προϋπολογισμού.Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π,Α.)ι 

που θα διεξαχθεΙ σύμφωνα με α) τις διατάξεις των ν, 1418/84 και 3263/2004, όπως ισχύουν σήμερα^, και 
των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή τους 

β) τις διατάξεις του π.δ. 60/2007^ όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για 
δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και 
γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
ως άνω έργου. 


^ Μετά και τη θέση σε ισχύ του ν. 3481/2006. 

^ Αν η οναθέτουσα αρχή είναι εξαιρούμενος φορέας κατά την έννοια του π.δ/τος 59/2007, τότε τίθεται ιο διάταγμα 
αυτό. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Κύριος του έργου - Ανοθέτουσα Αρχή 
Παραλαβή τευχών 

Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό - 
Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 

Σύμβαση ~ Συμβατικά τεύχη 

Γλώσσα διαδικασίας 

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 
Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 
Τεκμήριο από την συμμετοχή στο διαγωνισμό 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά 
του έργου 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Επαγγελματικά προσόντα 
Δικαιολογητικά 

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Διάφορα 
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□ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

1.1 Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή είναι: 


1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναΓ. 

5 


1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι.που έχει έδρα. 

Οδός . 

Ταχ.Κωδ. : . 

Τηλ. : . 

ΤβΙβίοχ : . 

Ε-ηπθίΙ . 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και 
θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις 
κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

1.4 Διευθύνοϋοα / Επιβλέποιισα Υπηρεσία γ’α την κατασκευή του έργου, είναι 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεΙ στ.(Τόπος- 

Ημερομηνία - Ώρα) 

1.5 - «Ενδιαφερόμενος I Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 

του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. 
«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος», είναι κάθε Εργ.Επ, ή Κοινοπραξία που 
έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. 

«Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει 
σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου. 

«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή 
«Συμβατικό Τιμολόγιο», είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις 
τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο 
ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν 
άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και 


* Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 3, παράγραφος α 
Ν.1418/84) π.χ. το Δημόσιο, ο Δήμος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. 
Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δηυόσιο. να γίνεται ειδικότεοοο ποοσδιοοισυόο . όπως π,χ. 
Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) ή Ελληνικό 
Δημόσιο /Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δ.Δ.Ε. κ,ο.κ. 

® Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη 
Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία 
της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 


Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 


2.1 Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και 

τα τεύχη δημοπράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 
και 8, διατίθενται από ., οδός ., Πληροφορίες 

.τηλ.:. 

Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
υποχρεοΟται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα 

εμπροθέσμως ζητηθέντα στοΐ)^ε{α από τα γραφεία της, μέχρι και την. 

. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε.ΕΥΡΩ. 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ,π , στα γραφεία 
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους, 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα 
κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησής με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό πέραν της 
αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 
τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Αρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό - Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
καταθέτουν στην Επιτροττή Διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, 
το φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις 
απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού 
είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό είτε 
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισμό. 


3.2 


ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο 
των οικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο τΓ|ς οικονομικής ττροσφοράς. Οι φάκελοι 
αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση 
(οοΰς, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, ίαχ και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, β-ιυαίΙ) του 
προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικσιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ1ΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την 
οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») 
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. 


Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα, δηλαδή για δημοκρασία βιενεργούμενη Τρίτη (με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 
ί^Ρ.ν?„'ΐ?ν.>'.;.3ΐ^1ί'0^)·_'Ι^Ροηγούμενη Τετάρτη και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη αυτής εργάσιμη. 
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Ο ράκεΑοί πο» ττΕοιέγει την οικονουική ποοσφοοά Είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αττοκΑεκτυοΟ σα>οανισιιίνο^■ δηλαδή κλειαιιένοΐ ιιε τρόπο ττοο, δε μιτο ρΕί να 
ανοινθεΙ γωρί€ να καταστεί τούτο οντιΑηπτό. 

3.3 α. Σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου προσφοράς (από ημεδαπές 

επιχειρήσεις), αυτός κατατίθεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 43 του 
ν.1418/84. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η προσφορά κατατίθεται είτε από όλους τους 
κοινοπρακτοΟντες, ο καθένας εκ των οποίων αντιπροσωπεύεται κατά τα ανωτέρω, είτε 
από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επισημαίνεται ότι 
απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων / Διαγωνιζομένων 
από το Ιδιο φυσικό πρόσωπο, 

β. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρχής 
που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή στο 
εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς; '. 

Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: 


3.4 Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που σποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
χωρίς να ανοιχτούν. Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 
Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της} και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μίση 
ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. 
Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι 
φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 
παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ.609/85, 
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη 
του χρόνου, περιμένει Αίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με την 
υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς 
προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από 
τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, 
κατ’ εντολή του προέδρου τής και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 


Τίθεται ο ή υπηρεσίας που διεξάγει τα διαγωνισμό. 
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β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε 
ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 
την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 


γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από πυεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό 
έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον 
ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου), Η καταγραφή 
δε γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντας το φάκελο προσώπου 
αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται 
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την 
καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται, 
καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται 
στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά 
τους), μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχεται η βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της 
αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος - μέλος της 
Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις 
δημόσιες συμβάσεις). 

Στη συνέχεια αττοσοοανίΖονται οι οικονουικέ€ ποοσφοοέο . μονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ, και ανακοινώνονται τα επιμέρους 
στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο, Όλες οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις®, 
σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), 
ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού 
της. 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ.. ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 
σειρά μειοδοσίας, διαπιστώνει αν το φυσικό πρόσωπο που κατέθεσε ιδιοχείρως 
την προσφορά της επιχείρησης κατά την παρ, 43 του άρθρου 16 του ν. 1418/84 
έχει το σχετικό δικαίωμα και ελέγχει την κατά τα λοιπά έγκυρη συμμετοχή των 
διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Τέλος ελέγχει το παραδεκτό 
των οικονομικών προσφορών κατά την Ιδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ.609/85 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 


στ) Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του π.δ. 609/85) 
στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται τα 
μηχανόσημσ του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος 


* Σκοπός τοι> λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζομένων, 
στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
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διαγράφει θέτοντας εττ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται 
κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του 
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκτττωσης και η ομαλότητσ 
αυτών μεταξύ τους.^ 


ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ). που υπολογίζεται στο 
τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως 
αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. 
Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η 
Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και 
το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκτττωση 
προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, 
ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε 
στρογγυλοποιούνται. 

Σε περίπτωση αττόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήοωση 
από την Προϊσταμένη Αρχή υετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και 
κατόπιν προσκΑήσεως των Εον. Επ. που υπέβαλαν τκ ίδιεε ποοσΦοοέε. 
ίΐε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια τηε διαδικασίαε. 


η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια 
ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να 
ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων 
διαγωνιζόμενων, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας. Ο έλεγχος των 
υπολοίπων προσφορών μπορεί στην περίτπωση αυτή να συνεχιστεί τις αμέσως 
επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε 
ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, 
φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας 
καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η 
Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με 
αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι 
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου 
της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές 


® Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85 όπως 
ισχύει, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 7. 

Στο σύστημα του άρθρου 6 του π,δ. 609/85 ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκτττωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης 
γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης 
ττου εφαρμόζεται. 
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συνεδριάσεις της, με την οττοία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι 
μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) 
ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. 
Για την ηυέοα και ώοα τηο ανάρτηση^ συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του 
Προέδρου της Επιτροπής, ογετική ττοάξη , που υπογράφεται από όλα τα μέλη 
της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της 
ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των 
διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο 
έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους 
αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99.Οι 
ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με 
μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

1 ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η 
οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσόμενων των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσειο . η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το 
πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην 
Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφσίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή 
και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. 

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν,3263/2004, όπως 
τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3481 /06^“. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
στους διαγωνιζόμενους (εκτός του μειοδότη). Μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και τη 
διεξαγωγή του (κατά το νόμο) προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και την έκδοση του αναγκαίου πιστοποιητικού 
διαφάνειας εκ μέρους του Ε.Σ.Ρ. ή την άπρακτη πάροδο της νόμιμης προθεσμίας κατά το άρθρο 
6 του V. 3310/05, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν, 3414/05, προσκαλείται ο 
μειοδότης να προσκομίσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν, 3263/04 (όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή της με την παρ, 6 α' του άρθρου 4 του ν, 3481/06,), να προσκομίσει μέσα 
σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της 
Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσσ βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχική δεν ισχύει 
πλέον) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2, (β), (γ) 
και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους, κοθώο και τα 
δικαιολονητικά τηοπαο. 24.1.5 ίπεοί ονουαστικοποίπσπο των υετονώνϊ. 

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου 
ισχύει) οφείλει να προσκομίσει νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα 
αποδεικτικά ωοοολονικήο και ασ<ραλιστικήο ενηυεοάτηταο. εάν από την Ενημερότητα Πτυχίου 


Σημειώνεται η πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 2 του ν, 3263/04 με το άρθρο 4 παρ. 7 του ν, 
3481/06, κατά ττιν οποία για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η 
γνωμοδότηση^Τ^ικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 
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Άρθρο 5: 

5.1 

5.2 


που προσκομίσθηκε στο διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού η την 
ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε {ή έχει αντίστοιχα) λήξει 
ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της ή έληξαν τα υποβληθέντα για το 
ΤΣΜΕΔΕ. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος 
φορολογικά και ασφαλιστικό και κατά την ημέρα του διανωνισυοιΊ σύμφωνα με την 
υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προΐσταμένη Αρχή και, 
εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η 
εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με 
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 26 του Π.Δ.609/85 σε ορισμένο 
τόπο και χρόνο προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη 
και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 


β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις 
καταλληλότητας του μειοδότη, η Προΐσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης 
και εγκρίνει τη^ν ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ' εξής. Η Προΐσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να 
γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών 
του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος 
στο μειοδότη, μ ν 


γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαμβάνονται κατ εφαρμογήν του άρθρου 2 του ν. 3263/04, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με ίαχ, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 
ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της 
προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προΐσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο 
κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην 
παράταση και ούτω καθεξής, 


Σϋμβαση-Συμβατικά τεύχη 


Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενσ στο άρθρο 26 του Π,Δ, 

609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85. 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγια Μελέτης, 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε,Σ.Υ ). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ,Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεΙ από την Υπηρεσία. 
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5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παρόγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΟ,Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ,Ε.). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και 1.8.0. 


Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 


6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 
στην Ελληνική. 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί 

ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 'ΆροβίίΙβ" σύμφωνα με τη 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται 
ή γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο 
είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση 

και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο σνάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

Άρθρο 7; Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων^'; 

7.1 Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 
Α784), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους : 

> Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α’ 94/05-06-1992) 

> Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α’ /13-8-1994) 

> Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/14-09-1995) 

> Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α’ 29/28-02-1996) 

> Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α' 180/6-8-2001) 

> Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ 308Α/31-12-2003) 

> Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28-9-2004) 

> Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005) 

> Ν. 3481 /2006 (Φ.Ε.Κ. 162 Α’ 2/8/2006) 

> Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α720-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α' 
102/14-5-07) 


' ’ Προσύήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 
κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
ΜΙΏν ισχύούσα νομοθεσία. 
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7.2 Οι διατάξεις ιτερ( ονομαστικοποίησης ίων μετοχών των εργολητττικών εττιχειρήσεων με μορφή 
Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ, [π.δ. 82/1996 και Ν. 3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α' 30/14-2-05), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α'279), Κ.Υ.Α. αριθμ.24014/25.11,05 
(Φ.Ε.Κ. ΒΊ637) και υπουργική απόφαση αρ!θμ,1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ590)], 

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. {Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 

> Το άρθρο 27 του Ν, 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ {Φ Ε Κ Α’ 
137/24-8-93) 

> Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α795) 

> Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 178/97) 

> Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11-10-2002) 

> Ν, 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002) 

7.4 Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α’ /28-09- 
1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως μετά το Ν. 3310/05. 

7.5 Το προεδρικό διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ Α'64)^^ για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (σχετική και η εγκύκλιος 1/18-1-06 της 
Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,). 

7.6 Το Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α785) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τα: 

> Π.Δ. 286/94, (Φ.Ε.Κ. Α’ 148/94) 

> Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α' 201/94) 

> Π.Δ. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/97) 

> Π.Δ. 285/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 207/97) 

> Π.Δ. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187Α' /16-09-1999) 

7.7 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 
Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότη<τη του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 


8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάρ. έργου .) και υπόκειται στις κρατήσεις^® που προβλέπονται για τα 

έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 
2166/93 (Φ.Ε.Κ, 137 Α/24-8-93).^'' 


Ή π.δ. 59/2007 αν το έργο δημοπρατεΐται από φορέα που υπάγεται σ' αυτό. 

Οι κρατήσεις προσεφμόζονται ανάλογα με το φορέα εκτέλεσης του έργου. 

Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη 
Διακήρυξη. 
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Τα γενικά έξοδα, όφελος κ,λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.Α,π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π,Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου, 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ, 609/85 και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΙΙΚΟ. 


Αρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμττληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. 
για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό, το αργότερο έξι ημερολογιακές (β) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Αρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 


Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
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Κ£<ΡΑΑΛΙΟ Β 


Άρθρο Π: Τίτλος, προβπολογιομός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


11.1 Τίτλος του έργου 

Ο τίτλος του έργου είναι: 

«..». 


11.2 Προϋττολσγισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 

.Ευρώ και αναλύεται σε^®: 

Δαπάνη Εργασιών. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.). 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.). 

Αναθεώρηση. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. 


11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 


11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της 
Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση 0-496/99 Ρ / Επιτροπή κατά 


Ιΐ 


Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη για απολογιστικά εκτελοΰμενες εργασίες. 

























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1973 


ΟΑδ δυοοίιί οΐί ΡγιιΙΙθ δρΑ), το φυσικό και οικονουικό αντικείιιενο των 
δηυοπρατούυενων έρνων δεν πρέπει να υεταβάΑΑεται ουσιωδώ€ κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύυβαση^■ Δυνατότητα μεταβολής υφίστσται. μόνο σε 
εξαιρετικές περιτπώσεκ , που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις 
της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. 

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06,) εφόσον η 
δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη 
σύμβαση, υε τους ακόλουθους όρουο και πεοιορισυούο : 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως 
αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, 

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης, 

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, 

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται 
στα συμβατικά τεύχη, 

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι 
οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το 
μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.). 

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, 
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό 
ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», 
ολΑά: 

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης 
μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόνοονα 

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα 
εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής 
σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται 
μόνο υειώσεκ ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο 
πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίε να 
χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων 
άλλων εργασιών της σύμβασης. 


Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 


Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης’. 


Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν τιροβλέπεται η άμεση έναρξη των 
εονασιών. _ 
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Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τυηυατικέο ποοθεοιιίεο του έργου αναφέρονται στην 
ΕΤ.Υ. 


Άρθρο 13; Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 2 
παρ. 11“' και 22 του π.δ.60/ 2007 και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα. 

του άρθρου 4 παράγραφος . του Ν,1418/84 και του άρθρου . του 

Π.Δ,609/85’^ 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 


Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 


Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο Ν,3263/2004. 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 
τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/85, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.^“, ήτοι στο ποσό των . ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές 

απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο φορέα κατασκευής 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του 
διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, 
τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του 
εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και 
ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία 
ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 
23 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, όπως τροποποιήθηκε 
με τον V. 3559/07 (άρθρο έκτο παρ. 1). 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

των . μηνών*®, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του 

Π.Δ. 609/85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν 
3481/06). 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εψόσον συντρέχει 
νόμιμη περίπτωση. 


” Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 7 (κυρίως), 
αλλά και των άρθρων 9 και 11 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του π.δ. 609/85. 

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/85, μπορεί να ορισθεί μέχρι και σε ποσοστό 4% επί 
του ποσού του προϋπολογισμού, 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι κατά τριάντα τουλάγιστον αέρκ ιιεγαλύτεροε από το 
ϊοόνο ιοΐύοε τηι: ποοσιοοοάε . κατά το άρθρο 19 της παρούσας. 
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)™ 


16.1 .προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

16.2 . προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 


Άρθρο 17; Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης γιο πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 


Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό επί του 
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 
ποσού.Ευρώ, 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι 

μεγαλύτερο του ορίου . %“, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της 

σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 
35% του προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι 
πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 2 
του Π.Δ. 609/85. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 
περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, 

ορίζεται η.. ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 

π,μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθεΐσα ημερομηνία ή, 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεΙ σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστσμένη Αρχή“ και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 

. πέντε (5) τουλάχιστον εονάσιυεο ηυέοεε ποιν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 

τεύχη του διαγωνισμού και την Ιδια ώρα (10:00 π,μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεΙ και δεύτερη φορά με τους Ιδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη 
του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας της 
παρ. 2.1 της παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτητων τευχών της δημοπρασίας έξι 
τουλάχιστον (ημερολογιακές) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού (η ημέρα αυτή δεν 
προσμετράται). 


Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 


Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 37 του π.δ,609/85. 

Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%. 

12% ή 15 % αν το έργο εκτελεστεί σε νησιωτικό νομό, ο προϋπολογισμός του είναι μικρότερος του ανώτατου 
ορίου της 2’’^ τάξης και η διαγωνιζόμενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νομό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόμενα 
στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόμενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις 
οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιμολόγιο. 

^ Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

Ορίζεται το μέσον, π.χ, ΦΑΞ. 
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Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεΰει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 23 παρ. 2 του π.δ. 609/85 ,όπως ισχύει, για διάστημα εννιά μηνών^, από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 


Άρθρο 20: Δημοσιότητα · Δαπάνες δημοσίευσης 


Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 
609/85, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα και με το νόμο 3548/2007. 

Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού 

ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, θα αποσταλεΙ για δημοσίευση στις . στην 

Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το Ιδιο έργο, καθώς 
και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του 
έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 


Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481 /06, που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/85. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 


Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην . τάξη για έργα 

κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε,Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π,Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ε/Ληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυησμύ μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 πβρ, 7 του π.6. 609/85 
(Κοινοπραξία οτην ί6ιο κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25ίΐ της καλούμενης κατηγορίας. 

21 3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.6. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής 
της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προύπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμιιετέχει και 6εν είναι απαραίτητο να αναγράφεται Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 5εν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη . του Μ.Ε.Ε.Π. για 

έργα κατηγορίας.με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, 

όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)^®. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
καινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων. 


Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, 
προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που 


26 


Εοόσον συντοένει πεοίπτ^ασ^^. 
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προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση 
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης 
εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 
πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 
της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπάίκής 
Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26''^ 
Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το 
άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη 
(386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 
Π.Κ.). 

Τα υπό α'-δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε 
κάθε περίπτωση , ενώ τα υπό ε'-κ', μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του 
επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική 
νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει 
δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που 
είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων 
έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6. Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα^^ 


7. Τεχνική ικανότητα^®. 


Ιθεται υπό την έννοια της πίστοληπτικής (δανειοληπτικής) ικανότητας, ιιόνο όταν, κατά τη διάταξη του άρθρου 
). 4 τελ. εδάφιο του π.δ. 609/85, δηαοποατεΐται έργο υε συνολικό ποοΰπολονισιιό ανώτερο της 4'’'' ταέτις του 
Π. Ιϊω£ίς αναθεώοΐίου και Φ.Π. Α.ϊ. 
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Άρθρο 23; Άικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή 
ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22. προσκομίζοντας 
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 - ΦΕΚ 
Α' 45) αντίγραφά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά; 

23.1 Δικαιολογητικά ετταγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου ττερί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο 
άρθρο 21 της παρούσας. 

ρ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.. ή από κράτος που έχει υπογράψει την 
Ι.Δ,Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής 
στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 50 του π.δ. 60/2007. 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την 
Σ.Δ.Σ. του η.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργολητπών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της 
χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του π.δ. 60/2007. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν 
αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της 
παραλαβής των προσφορών. 

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας 

23.2.1 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα 
προσκομίσουν «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα 
με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου επί 
ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της 
παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 
ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν 
λήξει, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του 
μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και 


Συμπληρώνεται οπωσδήποτε για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ, ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
προκειμένου να ελεγχθεί ότι έχουν πράγματι την τεχνική ικανότητα να εκτελέοουν το υπό ανάθεση έργο {σχετικά 
βλέπετε άρθρο 46 του π.δ. 60/2007). Επίσης, μπορεί να τίθενται απαιτήσεις τεχί'ΐκής ικανότητας και για τις υαεδαπές 
εανολτιπτικέο επινειοιίσεις (αντίστοιχες με αυτές που τίθενται για τις αλλοδαπές) , κατόπιν σγετικτις εγκριτικής 
απώοασης του Υπουονοό ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε.. κατά τυ διάταίη του άρθρου 42 παρ. 9 του ν. 3316/2005 . Στην περίπτωση αυτή 
να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 






1980 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να 
αττοδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Ειδικά νια την 
ασφαλιστική ενηιιερότητ α τοο ΤΣΜΕΔΕ ττοοσκουΚονται τα δικαιοΛονητικά 
ττου ττροβΑέποντοι στην τταο. 4 του άοθοου 27 τοο ν. 3518/06 (Α'272ΐ 
Εττιπλέον τη€ Ενηυεοότηταο Πτυνίου. 


23.2.2 Οι αλλοδαπές εργολητπικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Για την περίπτωση 1: Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από δικαστική ή διοικητική 
ορχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από το οποίο εμφαίνεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. 

β. Για την περίπτωση 2: Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο 
Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε 
περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 
διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής 
αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες 
που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα 
αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των υποψηφίων, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστουθεί αν το αδίκημα αφορά την 
άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί 
την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

23.2.3 γ. Για την περίπτωση 3: Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του 
κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
01 υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης. Τα πιστοποιητικά αφορούν τόσο την ίδια 
την εργοληπτική επιχείρηση, όσο και τις Κοινοπραξίες στις οποίες τυχόν 
συμμετέχει, καθώς και κάθε σύμβαση έργου που εκτελεί (παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 
1418/84) στην Ελλάδα. Ειδικά νια την ασφαλιστική ενημερότητα του 
ΤΣΜΕΔΕ ποοσκουί^ονται τα δικαιολονητικά ττου προβλέπονται στην παρ. 
4 του άοθοου 27 του ν. 3518/06 (Α'272). 

δ. Πσ την περίπτωση 4: Εφόσον η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην 
Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, που 
αφορούν τόσο την ίδια όσο και τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ.9 
αρ.4 του 1418/84), Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε 
φορολογείται στην Ελλάδα, σχετική βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής αρχής ή 
υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

ε. Για την περίπτωση 5: Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
εργοληπτικής επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα 
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ποινή η οποία της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 
ενημερότητα πτυχίου καλύπτει το δικαιολογητικό). 


στη δημοπρασία 


(η 


Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, μττορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθεΐσα 
εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου 
δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν δισττιστωθεί με οττοιονδήττοτε 
τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 


στ. Για ας εργοΑ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ: Κατάλογο 
εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία συνοδευόμενο από 
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι 
έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 
Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της 
τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 


Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 50 
του π.δ. 60/2007, απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των 
δικαιολογητικών εκείνων, που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Ολα τα ανωτέρω (α) έως και (ε) στοιχεία, προκειμένου να είναι παραδεκτή η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις 
που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 
των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των 
προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της δημοπράτησης. 

Τα δικαιολογητικό υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε 
νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
2690/99 όπως ισχύει). 

Αντί επικύρωση^ των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα 
στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου 
της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. 

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει, επί ποινή απαράδεκτου, ένα ΤΓΡΟ^ ένα τα 
δικαιολονπτικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, γωοκ να απαιτείται 
αναΦοοά σε ποοσδιοοιστικά τπο ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία ίαο. ποωτ. 

, ημερουηνία έκδοση^ κ.λπ.). 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των 
ελληνικών αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την 
ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο 
θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό. Το 
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θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όττως και το ττρωτότυττο 
(απόφ. Υττουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ,1223/24.11.1999 
Φ.Ε.Κ. 2134 Β', όπως ισχύει). 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικοοώνουν (ρωτοαντίνοα(ρα 
των δικαιολογητίκών των διαγωνιζομένων κατά ή υετά το διαγωνισμό, εκτός της 
βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Όλα τα δικαιολογητικά πρέττει να περιέχονται 
στο φάκελο των δικαιολογητίκών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο 
τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο 
φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 


Εφόσον διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω 
διαγωνισμό, αποι^ίεται. 

23.3 Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας 

Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης 
εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής^. Κοίνεται επαοκήο ωο 
απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι 
συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, με 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του 
έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σε περίπτωση 
κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται 
στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή 
σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. 

23.4 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας^® 


Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 


Ο φάκελος προσφοράς(προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί 
ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητίκών συμμετοχής και σφραγισμένο 
φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 


Η υποχρέωση αυτή υφίσταται σε κάθε περίπτωση, εφόσον δημοπρατείται έργο 
μεγαλύτερο του ανωτάτου ορίου της τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. (βλέπετε άρθρο 17 
παρ. 4 τελ. εδάφιο του π.δ. 609/85). 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να 
συντρέχει στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργολ. 
Επιχειρήσεις, (δεν πρέπει να ζητείται από όλε^ τι^ κοινοποακτούσε^. γιατί 
βεωοείται υπερβολική και αντικοινοτική απαίτηση). 

® Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 46 του π.δ. 60/2007 
και αφορούν ης αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο 
αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργ. Επιχ., μόνο αν 
υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η 
τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις 
κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 και 

επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισμού): 

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 

2. Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των έγγραφων τροποποιήσεων του 
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Εργ.Επ., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την 
Εργ. Επ. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών. Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, 
τα δικαιολογητικά της παρ, 24.1.2 δεν προσκομίζονται εκτός και αν είναι 
απαραίτητα για τη νομιμοποίηση της υπογραφής προσώπου που δεν 
προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου (λόγω μεταγενέστερης αλλαγής 
στα πρόσωπα που δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εργοληπτική 
επιχείρηση). 

3. Απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου της Εργ.Επ., περί 
συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία. Δε θα νίνονται δεκτέο 
αποφάσεις που αφορούν νενικά τη συμμετοχή σε δημοπρασίες. Σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας, ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύστασή της και τα 
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής 
σε κοινοπραξία) και δήλωση των νόμιμων εκπροσώπων των 
κοινοπρακτούντων ότι σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα ορίσουν 
κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη, κατά το άρθρο 35 παρ. 4 
του π.δ. 609/85. 

4. Τα στοιχεία της νομιμοποίησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την 

προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 43 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (ήτοι του 
νομίμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου ομόρρυθμου εταίρου σε 
περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε., του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή σε περίπτωση 
Ε.Π.Ε. και του εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ. σε ττερίπτωση Α.Ε.), 
εφόσον η νομιμοποίηση δεν προκύπτει σαφώς από την Ενημερότητα 
Πτυχίου ή τα δικαιολογητικά εν γένει της παρ. 24.1.2. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται στοιχεία νομιμοποίησης των 
εκπροσώπων των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων, αν την προσφορά 
καταθέτουν όλοι μαζί οι κοινοπρακτούντες, ή συμβολαιογραφικό έγγραφο 
διορισμού του κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας. 

5. Δικαιολογητικά Οναμαστικοποίησης μετοχών (αφορά ανώνυμες εταιρείες 
και έργα προϋπολογισμού πάνω από το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο). 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά 
προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία : 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., 

προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 
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εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όττως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 
β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας 
τουο ονουαστικέο υετονέο. προσκομίζουν : 

αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές. 

ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομσστικοποίηση 
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τρίαντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσσ αονή και πριν τη 
σύναψη της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. 
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν ένουν κατά το δίκαιο της χώρας 
στην οποία έχουν την έδρα τους ονουασηκέε υετογέε . υποβάλλουν : 
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1 % των μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση 
μετόχων {με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως 
επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η 
επιχείρηση αποκλείεται. 

Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηυη 
μετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές, να είναι 
επικυρωμένα από αρμόδια αονή τηε γώοαε ενκατάστασηε. 

6. Τα απαιτούμενα.μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ (υπολογιζόμενα 

με βάση τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο 
ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ' ονόματι 
του διαγωνιζομένου). Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του μηχανόσημου 
καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο. 


ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 


Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες 
οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν 
συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα 
μονογραφεί ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. - άρθρο 17 παρ. 5 του 


Τίθεται απ την υπηρεσία ο συγκεκριμένος αριθμός των μηχανόσημων προκειμένου να αποφεύγονται αμφισβητήσεις 
από θιαφορετικούς υπολογισμούς των συμμετεχόντων. 
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π,δ. 609/85). Επίσης, εφόσον Λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα 
μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι 
σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε 
θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία. 


Επισηυαίνεται ότι: 

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και 
ένα επιμέρους ποσοστό έκτττωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της 
οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκτττωσης στο σύστημα του 
άρθρου 6 του Π.Δ.60Θ/85, ολογράφως και αριθμητικώς. 

Ρ) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκτττωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικής^. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της 
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, 
τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 
σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά. 


Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του π.δ. 609/85. Σε περίπτωση που 
εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα. 
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Άρθρο 25: ΥίΓεργολαβία^’ 


Ο; διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναθέσουν, εφόσον αναδειχθούν 

ανάδοχοι, τμήμα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό εργασιών. ^ 

της συνολικής αξίας των εργασιών του έργου, σε εργολητττική επιχείρηση, με 
σύμβαση υπεργολαβίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν 
3481/2006. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
υποδείξουν τον υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσουν την υπεργολαβική 
σύμβαση προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου^® με την οποία 
αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας, αν και εφόσον αναδειχθεί ο 
διαγωνιζόμενος ανάδοχος του έργου. Ο υποδεικνυόμενος υπεργολάβος πρέπει 
να έχει τα κατά νόμο προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 5 V. 1418/84, όπως ισχύει και την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σ' 
εκτέλεσή της. 


Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση του 
υπεργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της κείμενης 
νομοθεσίας για την έγκριση της υπεργολαβίας. Με αίτηση του αναδόχου μπορεί 
η Δ.Υ. να του χορηγήσει προθεσμία για την προσκόμιση του υπεργολαβικού 
συμφωνητικού. Επίσης, αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει κατά την κρίση 
της Δ.Υ. σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανάθεση της 
υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα υπεργολάβο, μπορεί να εγκριθεί η 
αντικατάστασή του με άλλο που έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Αν τελικώς ο ανάδοχος δε συστήσει την υπεργολαβία, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος και επέρχονται οι νόμιμες εις βάρος του συνέπειες. 


Άρθρο 26: Διάφορα 


26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατοΟμενου έργου και η διάθεση της σχετικής ττίστωοης 

αποφασίστηκε με την αριθμ.Απόφαση. 

26.2 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και τις 
απαγορεύσεις του ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/05, 


Η απαίτηση σύναψης υπεργολαβικής σύμβασης από τον ανάδοχο επαφίεται από το νόμο στην κρίση της 

™ ούναψη υπεργολαβίας. Στην περίπτωση αυτή το άρθρο αυτό 

" Μέχρι 30 % κατά την ως άνω διάταξη, κατά την κρίση της Π.Α. 

Που προέρχεται από τα αρμόδια αποφασιστικά του όργανα π.χ. από το ΔΣ ανώνυμης εταιρείας. 
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26.3 Ο Κύριος του Έργου μττορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο*®. 

Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου, που πηγόζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 


26.4”'*’ 


(Τόπος - Ημερομηνία) 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.απόφαση 


Προαιρετική επιλογή. 

Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπιας απαιτείται από το άρθρο 42 καρ. 9 του ν. 3316/05, 

Σε περίπτωση που στη δημοπρασία καλούνται (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου γίνονται 
οι ανάλογες προσαρμογές στη διακήρυξη με χρήση του πρότυπου διακήρυξης τύπου Γ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ; 

(Στοιχεία της Αρχής ή 
Υττηρεσίας 

ττου διεξάγει το διαγωνισμό) 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 

ΣΗ: 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

(Τύττος Γ) 


Για έργα στα οττοία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις 
χωρίς ενημερότητα πτυχίου 


(Τόπος) . 

(Ημερομηνία) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ εργΟ: 

(Στοιχεία της Αρχής ή Υττηρεσίος 

ττοϋ διεξάγει το διαγωνισμό) χρηματοαοτηςη: 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 


(Τίτλος της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό). 

διακηρύσσει 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 


Προϋπολογισμού .Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.ΑΟ/ 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις των ν. 1418/84 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και 
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί 


τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
ως άνω έργου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Κύριος τοίί έργου - Προϊσταμένη Αρχή - Διευβύνουσα Υπηρεσία 
Παραλαβή τευχών 

Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό - 
Τρόπος υποβολής Φακέλων Προσφοράς 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 

Σύμβαση - Συμβατικά τεύχη 

Γλώσσα διαδικασίας 

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κΛ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 
Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά 
του έργου 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκτττοκτης για 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Επαγγελματικά προσόντα 
Δικαιολογητικά 

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Διάφορα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 


Αρθρο 1; Κύριος του'Εργου - Προϊστάμενη Αρχή - Αιευθύνουσα Υπηρεσία 

1.1 Εργοδότης-Κύριος τον Έργου είναι:... 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: 


Προϊστάμενη Αρχή είναι.που έχει έδρα.: 

Οδός ; . 

Ταχ-Κωδ. . 

Τηλ. . 

ΤθΙθίοχ ; . 

Ε-ηιοίΙ'*® : . 

προς την οποία οι δισγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το 
στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

1.4 ΔιευθΟνουσσ/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί..(ημερομηνίο-ώρα-τόπος) 

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ,Επ.) που έχει το εκ 

του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. 
«Προσφέρων/ διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που έχει 
υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. 

«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει 
σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου. 

«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό 
Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος 
μειωμένες κατά το ποσοστό έκτπωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το 
διαγωνισμό. 

1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 
στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από 
το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της 
εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης, 


Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 3, παράγραφος α Ν.1418/84). 
Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός, όπως π.χ. Ελληνικό 
Δημόσιο/Υπουργείο ΠΕ.Χίϊ.Δ.Ε. /Γ.Γ.Δ,Ε./Διεύθυνση Οδικών έργων (ΔΙ), ή Ελληνικό Δημόσιο/Περιφέρεια 
Πελοποννήσου/Δ.Δ.Ε. κ.ο.κ. 

1 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία 
Εφόσον υττάρχει 
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Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

2 ή 75 έντυττο οικονομικής ττροσφοράς*\ ιτοο θα συμπληρωθεί αϊτό τους διαγωνιζόμενους και 

τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ, 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 

8, διατίθενται από . οδός .. Πληροφορίες 

.τηλ.;.Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενου^ 

από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μίχρι και την. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
.ΕΥΡΩ. 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία 
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 
να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 
κυρώσει τη σύμβαση του Π,Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παρσλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερόμενης στην 
παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Αρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό - Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
καταθέτουν στην Επιτροττή Διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, 
το φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις 
απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς(η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 
αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση 
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, (θχ και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, θ-ηιαίΙ) του 
προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος (αποοαίτητα 
σαοανισυένοο) την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν Λάνο αποκΑεισυού των υποψηφίων. 

3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 

στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Στην υποβολή νομιμοποιείται ο ίδιος ο ατομικός 
εργολήπτης, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος Εργ.Επ. που 


Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του π.δ,609/85. 

Τίβετοι συγκεκριμένη ημέρα. Για δημοπρασία διενεργούμενη Τρίιη (βλ, αρ. 4 καρ.β ν.3481/2006) η προηγούμενη 
Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη). 
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έχει τη μορφή Ο.Ε, ή Ε.Ε.. ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής σε περίτπωση Ε,Π.Ε. και 
εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίτπωση Α-Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, την 
προσφορά υποβάλει είτε ο κοινός εκπρόσωπος (διορισμένος με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο) των κοινοπρακτούντων Εργ.Επ, είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας 
εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω (βλέπ, παράγραφο 43 του 
άρθρου 16 V. 1418/84), Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων 
διαγωνιζομένων από το Ιδιο φυσικό πρόσωπο. 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ, και από κράτη 
που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποβάώουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά, Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν 
έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της, 
Προσφορές εκττρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
χωρίς να ανοιχτούν. Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 
Ε,Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε,Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακοιθή ώοα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. 


Άρθρο 4; Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

4.2 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή 
ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. 
Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι 
φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 
παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ.609/85. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του 
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές 
κατά την παρ. 3.4 και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ' 
εντολή του προέδρου της, και πσραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε 
ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 
την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 


γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό 
έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον 
ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου). Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς (όταν αυτή επιτρέπεται) δε γίνεται 
τέτοια καταγραφή. Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το 
φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική 
απόφαση για το τταρσδεκτό της συμμετοχής Ααμβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των 
οικονομικών προσφορών. 
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δ) 0( φάκελο» που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται, 
καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται 
στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), 
μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχεται η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.Ε.Π. (και ετπστρέφεται) ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό 
μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από 
κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία 
ταυ Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις). Στη συνέχεια αττοσίΡοανίΓονται οι 
ρι^^ονομ)κέ^ τΓροσφοοέο . μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. 
και ανακοινώνονται τα ετπμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 
οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις^^ σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη 
μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ και αποτελεί 
μέρος του πρακτικού της. 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ. ελέγχει, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και 
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, 
το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του.άρθρου 22 της παρούσας, με βάση 
τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 
24 της παρούσας. Τέλος, ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών 
κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 και ανάλογα με το 
εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 


στ) Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερο σναφερόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του π.δ. 609/85) 
στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται τα 
μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος 
διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται 
κατόπιν, ι^τά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του 
έντυπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η 

ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότπτα 
αυτών μεταξύ τους^^ ' 


Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη 
καταταξη των διαγωνιζομένων στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

"" ® ^ Π.Δ.609Ι85 6ττως .αχύΕ., αν τα αύστηρα ττροαφορύς 


Στο σύστημα του άρβρου 6 του π.6.609/85 «Αίγχεται η αριβμηπκή 
ποσοστού έκπτωσης. Στο άρβρο αυτό της διακήρυξης γίνονται οι 
σύστημα δημοπρύτησης που εφαρμόζεται. 


και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου 
αναγκαίες προσαρμογές ανόλογα με το 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1995 


ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομσλότητας, χρησιμοττοιείται αττό την Εττιτροττή 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκτττωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο 
τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως 
αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ.. σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. 
Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η 
Ε.Δ. ελέγχει τις δαττάνες εργασιών μετά την έκτπωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και 
το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκτπωση 
προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, 
ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε 
ΟΓτρογγυλοποιούνται. 

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών ο ανάδοχος 
αναδεικνύεται με κλήρωση από την Προϊσταυένη Αρνή ιιετά την εκδίκαση 
τυχόν ενστάσεων και κατόπιν ποοσκλήσεωε των Εον. Επ. που υπέβαλαν 
τις ίδιες προσφορές, υε τρόπο που διασαιαλίΖει τη διαράνεια τησ 
διαδικασίας. 


η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια 
ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να 
ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων 
διαγωνιζομένων, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπολοίπων 
προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και 
ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, 
φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας 
καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. 
απορρίτττει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή 
οτο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους 
κρίθηκσν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε 
πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με 
την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση 
του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση και να μελετήσουν επί τόπου τα έγγραφα των φακέλων των 
συνυποψήφιων τους και να λάβουν φωτοαντίγραφα των εγγράφων που τους 
ενδιαφέρουν με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. 

Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με 
μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ, ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή η 
οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσόμενων των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή 
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Διαγωνισμού τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η 
οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα (με την ίδια 
πράξη). 

4.2 Έγκριση αποτελίσματος της δημοπρασίας - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά η μερικά το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους πλην του μειοδότη. Εν συνεχεία, υετά τον κατά νόσο 
ποοσυυΒατικά έλεννο νοοιυάτηταε τηο διαδικσσίαο του διανωνισυού από το Ελενκτικά 
Συνέδριο*^, καθώι: και τη διασταύρωση των στοινείων του υειοδάτη υε τα οτοινεία που τηρούνται 
στο Εθνικό Συυβούλιο Ραδιοτηλεόοασπο*^. προσκαλείται ο μειοδότης να προσκομίσει κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/04 (όπως ισχύει), μέσα σε.ημέρες^^, 

ισχΟουσα βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα (εφόσον η σρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να 
ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικσιολογητικά της παρ, 23.2., (β), (γ) και (δ) της παρούσας, στην 
περίπτωση που έχει λήξε: ο χρόνος ισχύος τους καθώο και τα δικαιολονητικά τπο ποο. 24.1,5 
ίπεοί ονουαστικοποίπσηο των υετσνών)** και σε κάθε περίπτωση νέο πιστοποιητικό περί μη 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης 
Αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της 
σύμβασης κατά το άρθρο 26 του Π.Δ,609/85 προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που 
προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις 
καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και 
εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ' εξής. 

Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να στείλει έγγραφο στο δεύτερο μειοδότη με το 
οποίο του γνωστοποιεί την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου 
μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος σ' αυτόν. 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 2 του ν. 3263/04, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με ί3χ, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 
ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, 


Εφόσον απαιτείται. Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει ότι η σύμβοοη δεν υπόκειται στον 
προσυμβατικό έλεγχο (αν δηλαδή ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α.) προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραμμισμένο τμήμα). 

Εφόσον η αίία τπο σύυβασηε υπερβαίνει το εκάστοτε ιαχύον όριο 

Η προθεσμία αυτή, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/04, είναι κατ' ελάνιστόν 10 
ί ^μέΡΕί και ορίζεται κατά την κρίση της Π.Α. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να έχει ονομαστικοποιημένες μετοχές, αλλιώς το υπογραμμισμένο τμήμα 
διαγράφεται, 
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προς το σκοπό σΟναψης της σύμβασης, η ΠροΓσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο 
κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην 
παράταση και ούτω καθεξής. 

Άρθρο 5: Σΰμβαση-Συμβατικά τεύχη 


5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 
609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ, 609/85. 

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, 
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω; 

11. Το συμφωνητικό, 

12. Η παρούσα Διακήρυξη. 

13. Η Οικονομική Προσφορά. 

14. Το Τιμολόγιο Μελέτης, 

15. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

16. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ,Σ.Υ. 

17. Η Τεχνι κή Περιγραφή (Τ. Π.). 

18. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

19. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπετσι 
η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
περί τροποποίησης των μελετών του έργου. 

20. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμσ κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στήν προηγούμενη 
παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

(1) Τα εγκεκριμμένσ ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ,ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε, {ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και 1.3.0. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 


6.4Εττίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υττηρεσίσς, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται αττό νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 
στην Ελληνική. 

®·5 έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 
απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας "ΑροαίιΊθ” σύμφωνα με τη συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61 {που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84). ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 
τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το 
αρμόδια προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

6.6 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση 
και εκτέλεση του έργου των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται 
στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναί υττοχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία 
των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοττράτηση του ίρ^ου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τταρακάτω νομοθετημάτων·*®: 

7.1 Ο Η. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 
Α784) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους: 

> Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (Φ,Ε.Κ. Α’ 94/05-06-1992) 

> Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α' /13-8-1994) 

> Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14-09-1995) 

> Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α’ 29/28-02-1996) 

> Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α' 180/6-8-2001) 

> Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α’ /3Μ2-2003) 

> Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Αν28-9-2004) 

> Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005) 

> Ν. 3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162 Α72-8-2006) 

> Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α720-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α' 102/14- 
5-07) 


7.3 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοΑητπικών επιχειρήσεων με μορφή 

Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης κΑπ. [π.δ. 82/1996 και Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ, Α'279)]. 


7.7 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και 

> Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6^ στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 

Α' 137/24-8-93) 

> Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α’/95) 

> Ν. 3310/05, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3414/05. 

> Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α’ /28- 

09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ. 
242Α/11-10-2002), 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002). 3310/2005^ 
(Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05) και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α‘279) Κ.Υ.Α, 

αριθμ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. Β'1637) και υπουργική απόφαση 

αρΐθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ590). 

7.8 Το Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α785) - Κατασκευή Δημοσίων Εργων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τα; 

> Π.Δ. 286/94 (Φ.Ε.Κ. Α’ 148/94) 


Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 
ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να 
περιλαμβάνονται, μόνον εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τίθεται μόνο αν η προϋπολογιξόμενη δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το 1.000.000,00 Ευρώ (άρθρο 12 παρ, 27 του 
V. 3310/05, σε συνδυασμό με το ν,3414/05. 
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> Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α’ 201/94) 

> Π.Δ. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/97) 

> Π285/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 207/97) 

> Π.Δ. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187 Α' /16-09-1999) 

7.5 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αττοφάσεις, καθώς και Αοιττές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου. 
Προεδρικού διατάγματος. Υπουργικής απόφασης, κ,λ.π.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέττει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Χρηματοδότηση) του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.ίΐ.- Πληρωμή Αναδόχου 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

Εναρ. Έργου .) και υπόκειται στις κρστΤ|σεις® που προβλέπονται για τα 

έργα αυτά, περιΑαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93)'^^ 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.Α,π του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ,λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ, Ο Φ,Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕίΙΡΟ. 

Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ,λ.π. 
για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το 
αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών. 

Αρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 


Άρθρο 8: 
8.1 

8.2 

8.4 

Άρθρο 9: 


Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 


Το άρθρο αυτό προσαρμόζεται στις κρατήσεις που ισχύουν για κάθε φορέα. 

Εφόοον το έργο πυγχρηματοδοτείται και από κοινοτικούς πόρους, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη 
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


11.3 

11.4 


11.3 


Τίτλος τοϋ έργου 
Ο τίτλος του έργου είναι: 

«.». 

Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός ττροϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 

.Ευρώ και αναλύεται σε®^: 

Δαπάνη Εργασιών. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ.+Ο.Ε.). 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαττάνης εργασιών και του κονδυλίου 

ΓΕ.+Ο.Ε.). 

Αναθεώρηση. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου 


11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


ΕτΓίσημσίνετσι ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της 
Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση 0-496/99 Ρ / Επιτροπή κατά 
ΟΑ3 δυοοίιί άί ΡΓϋΙία 3ρΑ), το φυσικά και οικονουικό αντικείυενο των 
δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να υεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης της σύυΒάσης, Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε 


” Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, 


όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενιον εργασιών. 
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ε£αιοετικέ€ πΕοιπτώσεκ: · που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις 
της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. 

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06,) εφόσον η 
δυνατότητα χρησιμοποίησής τους σναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη 
σύμβαση, υε τουε ακόλουθουε όοουε και περιοοισυούο : 

Δεν ετπτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως 
αυτό περί γράφεται στα συμβατικά τεύχη, 

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης 

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, 

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη, 

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι 
οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το 
μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, 
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό 
ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», 
αλλά: 

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 
<ωμάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόνοονα 

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα 
εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής 
σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίτπωση που επέρχονται 
μόνο μειώσειε ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο 
πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), νωρίς να 
χρπσιυοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων 
άλλων εργασιών της σύμβασης. 


Άρθρο 12; Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 


Η συνολική προθεσίΐίο εκτέλεσης του έργου ορίςειαι σε ..και 

αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης^. 


Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 
εργασιών- 
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Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τυπαατικέο ποοθεσϋίεο του έργου αναφέρονται ειδικότερα 
στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδδχον - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 


ΙΒ.Ι Η επιλογή του ανσδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 2.σ του 

άρθρου 4 του Ν,1418/84, όπως ισχύει και με τους όρους του Ν.3263/2004. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των δισγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα . 


του άρθρου 4 παράγραφος . του Ν.1418/84 και του άρθρου . του 

Π,Δ.609/85“ 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχον 


Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο Ν,3263/2004. 


Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Ί5-1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/85, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 

και Φ.Π,Α. , ήτοι στο ποσό των .ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές 

απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο φορέα κατασκευής 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

15.2 Ο) εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 
δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την 
επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον 
τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή 
από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 
υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε ττέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν, 
3559/07 (άρθρο έκτο παρ. 1). 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

.. ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 

δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει). 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Εργου εφόσον συντοένει νόυιυη 
περίπτωση. 


Ιδιαιτέρως επίσημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης των άρθρων 
6, 7 (κυρίως), 9 και 11 του π.δ. 609/85, (με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το καθένα εξ αυτών) 
και δεν αφορά το σύστημα μελέτη-κατασκευή. 

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/85, μπορεί να ορισθεί μέχρι και σε 
ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισμού. 
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Άρθρο 16: Χορήγηοη Προκαταβολής ~ Ρήτρα ηρήαθετης καταβολής (Πριμ)*^ 


1β.1 .πραρλίπίται η χορήγηση προκαταβολής οτον Ανάδσχο. 

16.3 .. προβλέττεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 


Άρθρο 17:£γγυήβεις καλής εκτέλεβης του έργου ~ Οριο ηοοοστού έκπτωβης για πρύοθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτΐλεσης κατύ την 
πορ. 1 του άρθρου 4 του ν. 326372004, ττου ανέρχεται σε ποσοστό επί του 
προΟπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονβύΛια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 
ττοσού.Ευρώ. 

Σε ττερίτττωση ττου το ποσοστά έκτπωσης ττου πρόσφερε στο όιαγωνισμό ο ανάδοχος είναι 

μεγαλύτερο του ορίου .%**, υποχρεούται να προσκομίσει γισ την υπογραφή της 

σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.32δ3/2004, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 
35% του προϋπολογισμού. 

Σε ττερίτπωση ανσδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ε(\«ϊΐ 
πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 τταρ. 2 
του Π,Δ. 609/85. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου σπό ένα ή 
περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 


Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηαραλαβής των προσφορών 


Ος ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται 
π...ημέρα Τρίτη. Ωρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεΐ η δημοπρασία την ττροαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεΙ μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που 

θα καθορίσει με πράξη της η Προΐσταμένη Αρχή® κσι η οποία θα γνωστοποιηθεί με. 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη γέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την Ιδια ώρα (10:00 π.μ.). Η Ιδιο διαδικασία μπορεί νβ επαναληφθεΐ και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 


" Εφόσον συντρέχει περίπτωση του άρθρου 37 του π,δ.609/86. 

* Και «ρόοον ουνιρέχουν οι κροΐκοβέοβις μέ)^ι ποσοστό 10%, 

12% ή 15 ΐ4 αν Γο έργο εκτελεστεί σε νησιωτικό νομό, ο προϋπολογισμός του είναι μικρότερος του ανώτατου ορίου 
της 2'" τάξης και η δταγωνιζόμενη επιχείρηση έχει πιν έδρα της στο νομό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόμενα στην 
υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόμενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες 
θεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιμολόγιο. 

Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη, 

Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
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την ττροηνούμενη φορά. Στην ττερίπτωση αϋτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο 
εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 


Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 


Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το σομμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 23 παρ. 2 του π.δ. 609/85, για διάστημα έξι μηνών”, από την ημερομηνία 
αποβολής των προσφορών. 


Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 


Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ, 5 του άρθρου 4 του π δ 
609/85 στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα και με το νόμο 3548/2007. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας 
βαρύνουν τον Ανάβαχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς καί 
τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έρνου 
και καταβάλλονται από τις τηστώσεις του έργου. 


' Σύμφωνο με το άρθρο 4 χαρ, 12 τοο ν. 3481 /2006. ο χρόνος αυτός προσαυξάνεται κατά 3 
η έργο εμπίπτει στον χροσυμβατικώ έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 


μήνες στην περίπτωση που 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2005 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 


Άρθρο 21; Άικαιοΐμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές ετπχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,, εφόσον ανήκουν στην ... τά^η για έργα 

κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπείίκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.} ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ,Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οπί^α τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνυουν όπ έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

21,2 Κοινοπραξίες Εργοί-ηπτιιτών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονίήποτε συνδνβομΰ μεταξύ τους, οπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π 6. 609/85 (Κοινοπραξία 
στην ίδια κατηγορία) καν υπό τον όρο ότι κάθί Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
οχήμο με ποσοστό όχι μικρότερο ταυ 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2) .3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διοψάρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 ταυ π.δ, 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της 
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικΰ σχήμα προκύπτει από τον προύπολογισμό της κατηγορίας για την 
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να οναγράψεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προύπολογισμοΰ του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

11.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη του Μ Ε Ε Π για 

έργα κατηγορίας .. με τις προύποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, 

όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)**. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις γιο τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα, ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 


“ Εάν ουντρέχει περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. 
Στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται κατάλληλα ο όρος της Λιακήρυξης. 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
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1. Να μη βρίσκεται σε τττώχευση, εκκαθάριση®®, αναγκαστική διαχείριση ή, 
ττροκειμένου ττερί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που 
προκύτττει από μία παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπετα» από την εθνική 
νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2. Να μην έχουν καταδικαστεί σμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση 
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίτττωση ανώνυμης 
εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 
περίτττωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 
πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 
της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπάίκής 
Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26'’'^ 
Μαίου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το 
άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη 
(386-388 Π.Κ,), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.) θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 

Τα υπό α -δ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε 
κάθε, περίπτωση, ενώ τα υπό ε'-κ', μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του 
επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική 
νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει 
δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένη. 


4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένη. 


5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις και 
να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του 


Η εκκαθάριση ακολουθεί τη Λύση των εταιρειών, συνεπώς αφορά υόνο τιε εταιοείτΓ κπι άνι 
ατομικές ερνοΑηπτικές ειτιχειρήσεις ^ ^ 
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νόμιμου ορίου (οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τις ημεδαττές 
επιχειρήσεις). 

6. Τεχνική ικανότητα®®. 


7. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων 
(και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία). 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά 


Κάθε Εργολητπική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οιρείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και 
ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας πρωτότυπα ή νομίμως 
επικυρωμένα (κατά το άρθρο 11 του ν, 2690/99 - Φ,Ε.Κ. Α' 45) αντίγραφά τους 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

23.3 Δικαιολογητικά επαγγελμαπκής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., 
πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που 
ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας®^. Στο φάκελο των δικαιολογητικών 
περιέχεται επίσης επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού, το 
οποίο παραμένει στο φάκελο μετά την επιστροφή του πρωτοτύπου για τις 
ανάγκες της διαδικασίας. Η απουσία του αντιγράφου αυτού από το φάκελο δεν 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διαγωνισμού μεριμνά οίκοθεν για 
την έκδοση του επικυρωμένου αντιγράφου, 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε,Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την 
Σ.Δ,Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 
καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, 
συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 50 του π.δ. 60/2007. 

γ. Προκειμένου π^ρί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την 


Συ^ληρώνεται για να τεθούν οι προϋπ ο θεσΕΐι; υηά τις οπ:οί6^ ίίπσρΕί να γίνει δΕκττι αλλοδαπή Εί>νολ. ΕίίΐΥΕίρτκτη που 
δεν είναι γραμμένη σε επίετημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι 
στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάζεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα 
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να περιέχουν έργα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που 
δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Για τις ημεδαπές εργολ. επιγειοόσειε η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται 
από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μ.Ε.Ε.Π., μπορούν όμως να τεθούν απαιτήσεις τεχνικής 
ικανότητας, ύστερα από σχετική εγκριτική απόιραση τ ου Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε.. άπωε πηοβλέπετπι στην διάτηέπ του 
άρθρου 42 παρ. 9 του ν.3316/2005. Στην περίπτωση αυτή να α να φέρεται η εγκριτική απόφαση. 

Αν προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα νομαρχιακά μητρώα, να διαμορφωθεί ανάλογα. 
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Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργολητπών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της 
χώρας προέλευσής της, σύμψωνα με το άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007, 

Τα δικσιοΑογητικύ επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν 
αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της 
παραλαβής των προσφορών. 

23.4 Δικαιολογητικά επαγγελμαπκής και τεχνικής καταλληλότητας 


Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 ττερ. 1-4 αποδεικνύεται με τα 
δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως δ που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες 
επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών®®. Επιπλέον αλλοδαττές 
εργ.επ. προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της περίτπωσης ε' για τη διαπίστωση 
της τεχνικής τους ικανότητας και οι ελληνικές εργολητττικές επιχειρήσεις τα 
δικαιολογητικά των περιπτώσεων στ' και ζ'. Το δικαιολογητικά της ττερ.η' 
προσκομίζεται από ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις : 

σ. Για την περίπτωση 1 προσκομίζονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
προέλευσης. Γ ια την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και 
αναγκαστική διαχείριση εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά 
τη θέση σε εκκαθάριση από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το 
Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία και το πρωτοδικείο 
της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων (Ο.Ε,, Ε.Ε. και 
Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από 
τις ατομικές εργολητσικές επιχειρήσεις. 

ρ. Γ ια την περίπτωση 2 προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο 
έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσής, που αφορά τους διαχειριστές 
σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων {Ε.Ε.) και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε 
περίτπωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 
διοίκησή του σε κάθε άλλη ττερίτπωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε ττερίτττωση που το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής 
αρχής ή Συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που 
είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 
από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των 
διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 


Η Ενπϋΐρότπτα Πτυϊίοϋ ατταλλάσοΕί απά την υπογρίίοση ποοσκόίΐισπί των δικοιολονητικών του άρθρου 23.2 
περ, α', Ρ', ν'ρ δ'. στ', ζ' και η Στην ττερίτττωση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εττιχειρήσεων με ενημερότητα 
πτυχίου να νΙνεται νοήση του Υποδείνυατοε Διακήουίπε τύπου Β Επιχειρήσεις που προσκομίζουν Ενημερότητα 
Πτυχίου λόγω εγγραφής σε τάξη τρίτη ή μεγαλύτερη για κατηγορία μη καλούμενη στη συγκεκριμένη δημοπρασία 
κρίνοντσι όπως οι εργοληπτικές επιχειρήσεις με Ενημερότητα Πτυχίου 
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διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του 
διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου, 
γ. Για την ττερίτττωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 
και με την ισχύουσα ελληνική νομο^σία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις 
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 

9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84) στην Ελλάδα. Ειδικά νια την ασιραλιστική 
ρνηιίΕΰότητα του ΤΣΜΕΔΕ ποοσκουΚονται τα δικαιοΑονητικά που 
■π-ροΒΑέπονται στην παο. 4 του άοΒοου 27 του ν, 3518/Οβ (Α 272). 

δ. Για την περίτττωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην 
Ελλάδα, αττοδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο 
μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ.9 αρ.4 του 
V. 1418/84). Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, 
βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του 
γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός 
των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή, όπου δεν 
προβλέττεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικό, η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

ε. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνυεται ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά 
αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και 
διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν 
περατώθηκαν κανονικά, 

στ. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 
εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων 
συνοδευόμενη από; (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις 
βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας 
που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που 
προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου (άρθρο 16 παρ. 44 ν. 
1418/84, όπως ισχύει). 

η. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Εργ.Επ. ότι δεν της 
επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράτπωμα ποινή η οποία της στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής στη δημοπρασία. 
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Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 50 
του Π.Δ. 60/2007, απαλλάσσονται της υποχρέουσης υποβολής των 
δικσιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (η) στοιχεία, προκειμένου να είναι παραδεκτή η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογηπκών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών 
που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. Οι 
ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 
δικσιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της δημοπράτησης. 


Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε 
νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
2690/99, όπως ισχύει). 

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μα^ με τα φωτοαντίγραφα υέσα 
στο φάκελο δικαιολονητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της 
διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. 

Η υπεύθυνη δήλωση ποέπει να αναφέρει επί ποινή απαοαδέκτου ένα προε ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίε να απαιτείται αναφορά 
σε ποοσδιοριστικά τηε ταυτά^ητα^ των εγγράφων στοιχεία (αρ. ποωτ. , 
ηυερουπνία έκδοσπο κ.λπ.). 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των 
ελληνικών αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την 
ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο 
από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό. Το θεωρημένο 
φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. 
Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 
2134 Β', όπως ισχύει). 


Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα 
των δικσιολογητικών των διαγωνιζομένων κατά ή μετά το διαγωνισμό, εκτός της 
βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται 
στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, 
κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και 
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
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Εφόσον διαπιστωθεί καθ'οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σημανπκών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, 
αποκλείεται. 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας®® 


Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς (προσιρορά) των δισγωνιζομένων περιλαμβάνει, 
επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο 
φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή 
αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 και 
επιπλέον: 

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 

2. Το Φ.Ε.Κ, Ιδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του 
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα μέλη του Δ,Σ., ο εκπρόσωπος της Εργ.Επ., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την 
Εργ.Επ. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύτπει 
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών. 
Τέτοια έγγραφα δεν ποοσκουί^ονται σε περίτττωση ατουικών εονοληπτικών 
επιχειρήσεων. 

3. Απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου της Εργ.Επ., περί 
συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία (επί ατομικής εργοληπτικής 
επιχείρησης δε ζητείται). Δε θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν 
γενικά τη συμμετοχή σε δημοπρασίες. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ιδιωτικά 
συμφωνητικό για τη σύστασή της και τα ποσοστό συμμετοχής των 
κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία) και δήλωση των 
νομίμων εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων ότι σε περίτττωση ανάληψης 
του έργου θα ορίσουν κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη, κατά 
το άρθρο 35 παρ. 4 του π.δ. 609/85. 

4. Τα στοιχεία της νομιμοποίησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την 
προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 16 παρ. 43 του ν, 1418/84, όπως ισχύει (ήτοι του νόμιμου 
εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου ομόρρυθμου εταίρου σε περίπτωση Ο.Ε. 


Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007 και αφορούν τις 
αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. 
Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές εργ επιχ. μόνο αν υφίσιαται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται ατο πρόσωπο μίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις (βλέπε υποσημείωση 23). 
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και Ε.Ε,, του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή σε περίτπωση Ε.Π.Ε. και του 
εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ. σε ττερίτπωση Α.Ε.), εφόσον η 
νομιμοττοίηση δεν προκύπτει σαφώς από τα δικαιολογητικά εν γένει της 
παρ. 24.1.2. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται στοιχεία νομιμοποίησης των 
εκπροσώπων των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων, αν την προσφορά 
καταθέτουν όλοι μα^ οι κοιναπρακτούντες ή συμβολαιογραφικό έγγραφο 
διορισμού του κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας. 

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών (αφορά ανώνυμες εταιρείες και 
έργα προϋπολογισμού πάνω από το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο). 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρημαπστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυ\π| δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά 
προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία : 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.η., προσκομίζουν σα) 
αναλυπκή κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς, καθώς 
και ββ) πιστοποιητικό της εποτττεΰουσας (κατά τον Κ,Ν. 2190/20) την 
εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το ως άνω υπό ββ' 
πιστοποιητικό καλύπτεται από την Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον 
προσκομίζεται). 


β) 


Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας 
τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν : 

αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή της 


γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει 
ί^ντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Τα δικαιολογηπκά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και 
π(«ν την υπογραφή της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο 


Υ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας 
Ιποβάλ7οΐν·°"^®'” ονομαστικές μετοχές, 

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Εγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των μετοχών. 
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γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση 
μετόχων {με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκομιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως 
επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η 
επιχείρηση αποκλείεται. 

Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση και όσο εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες 
αρχές, να είναι επικυρωμένα από αρμόδιο αρχή της χώρας 
εγκατάστασης. 

6. Τα απαιτούμενα .™ μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

(υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή 
πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(επ' ονόματι του διαγωνιζομένου). Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του 
μηχανόσημου καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο. 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες 
οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν 
συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα 
μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. - άρθρο 17 παρ. 5 του π.δ. 
609/85). Επίσης, εφόσον λείπουν συμπληρώνονται από τον προαφέροντα μετά 
το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι 
σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε ττερίπτωση η έλλειψή τους δε συνιστά 
λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

Επισηιιαίνεται ότι: 

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και 
ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της 
οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του 
άρθρου 6 του Π.Δ.609/85, ολογράφως και αριθμητικώς. 

β) ότι η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκτττωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικής^'*, 


Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριμένος αριθμός των μηχανόσημων προκειμένου να αποφεύγονται αμφισβητήσεις 
από διαφορετικούς υπολογισμούς των συμμετεχόντωυ. 
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Τα παραπόνω αναφέρονιαι στο σύστημα υττοβοΑής προσφορών του άρθρου 7 του π.δ.609/θ5. Σε περίπτωση που 
εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα. 
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2. Η σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 
επιμέλαα και προσοχή ώστε να μην έρχεται σε αντιφάσεις με τη σύμβαση της εκάστοτε 
μελέτης και επομένως απαιτούνται οδηγίες για τη σύνταξή του. 

3. Δεν υπάρχουν οδηγίες του Κύριου του Έργου όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση 
ενός ΠΠΜ και αυτό το κενό καλύπτουν οι παρακάτω οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής, 
αποφασίζουμε: 

Την έγκριση των συνημμένων οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον 
έλεγχο και την έγκριση των Προγραμμάτων Ποιότητας Μελετών. 

Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΟΔΗΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Στόχοι 

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) αφορά στην οργάνωση όλων των απαιτούμενων 
διαδικασιών για την εκπόνηση μιας μελέτης με στόχους: 
τον εντοπισμό εγκαίρως των αδυναμιών της Σύμβασης 
την άρτιο εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης 
την εμπρόθεσμη παράδοση του κάθε σταδίου της μελέτης 

1.2. Εμπλεκόμενοι 

Οι εμπλεκόμενοι σε μία μελέτη μπορεί να είναι ; 
ο Φορέας Ανάθεσης 
η Προϊστάμενη Αρχή 
η Διευθύνουσα (Επιβλέπουσα) υπηρεσία 

οι Σύμβουλοι για Τεχνική ή / και Διοικητική Υποστήριξη του Φορέα Ανάθεσης 
ο! Μελετητές 

οι Υπεργολάβοι ή / και Εξωτερικοί Σύμβουλοι των Μελετητών. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε μία μελέτη θα πρέπει να διαθέτουν την τεχνογνωσία που 
θα τους δίνει τη δυνατότητα να συντάσσουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν την 
πληρότητα των προγραμμάτων ποιότητας, ο καθένας από τη δική του πλευρό. 

1.3. Ορισμός του ΠΠΜ - Διαδικασία Σύνταξης του ΠΠΜ 
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V) αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς 
(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και 
της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Εττιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και 
αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά. 
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Άρθρο 25; Διάφορα 

25.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρστούμενού έργου, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την αριθμ.Απόφαση. 

25.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο^^. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από την συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

25.3" 


(Τόπος - Ημερομηνία) 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.αττόφαση 


” Προαιρετική επιλογή. 

Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως απαιτείται από το άρθρο 42 παρ.9 του ν.3316/05. 
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Αριθ. Δ15/ΟΙΚ.24298/05 (ΦΕΚ - 1105 Β/4-8-2005): Έκδοση Ενημεράτητσς 
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών 
εκτέλεσης έργων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ15/οικ.1179/07 
(ΦΕΚ 106 Β/31-1-2007) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 


1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 45 και 46 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 
23 Α'), όπως αντί καταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180). 

2. Την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/28.9.2004). 

3. Την διάτα^ της παρ.14 του άρθρου 17 του ν. 1418/ 1984, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 7 του άρθρου 42 ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α' 223/1985) και των άρθρων 24 
έως 29 του π.δ. 334/2000 (ΦΕΚ Α’ 279/21.12.2000). 

5. Τη διαπιστωθείσα εκ της εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμ. 
Δ15/Ο1Κ/10128/2003 (ΦΕΚ Β' 882) και Δ15/θΐκ/24900/2002 (ΦΕΚ Β' 833) ανάγκη 
απλοποίησης και εκλογίκευσης της διαδικασίας α) υποβολής των δικαιολογητικών και 
έκδοσης της Ενημερότητας Πτυχίου, καθώς και β) της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων 
δραστηριότητας. 
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6. Την ανάγκη επιβολής εισφοράς στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από 
την παρ.7 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005, λόγω των δαπανών (αυξημένες απαττήσεις 
μηχανοργάνωσης, απασχόληση προσωπικού) στις οποίες υποβάλλεται η υπηρεσία τήρησης 
του ΜΕΕΠ, λόγω α) της περιοδικής έκδοσης και χορήγησης της Ενημερότητας Πτυχίου, που 
απαλλάσσει αντίστοιχα τις επιχειρήσεις από την ανάγκη έκδοσης και προσκόμισης των 
αναγκαίων δικαιολογητικών σε κάθε διαγωνισμό δημοσίου έργου και β) της συγκέντρωσης 
και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείου των επιχειρήσεων και των εκθέσεων 
δραστηριότητας των παρ.5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, σε συνεργασία και με 
Συμβούλους Ορκωτούς Ελεγκτές. 

7. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 
Άρθρο 1 

Έννοια «Ενημερότητας Πτυχίου» Χρόνος ισχύος 

1. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι γραμμένη στις τάξεις 3 η έως και 7 η του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) χορηγείται έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα 
Πτυχίου» (εφεξής Ε.Π.), που προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και 
υποκαθιστα τα έγγραφα του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία δεν ζητούνται από τη 
Διακήρυξή ούτε υποβάλλονται κατα τη δημοπρασία. Η υποκατάσται^ των επιμέρους 
δικαιολογητικών από την Ε.Π. χωρεί και στις περιπτώσεις που από τη Διακήρυξη 
συγκεκριμένου έργου εσφαλμένα δεν προβλέπεται η προσκόμιση Ε.Π. 

Δεν υποκαθίστανται από την Ε.Π. και γΓ αυτό, εφόσον ζητούνται από τη Διακήρυξη, πρέπει 
να προσκομίζονται ιδιαιτέρως στις διαδικασίες ανάθεσης, δικαιολογητικά που δεν 
απαιτούνται για την έκδοση της. 

2. Η Ε.Π. εκδίδεται από την Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εφεξής 
καλούμενη «υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ» και ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 
από την ημέρα έκδοσης της. Ειδικά τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2019 


ενημερότητας προσκομίζονται από τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς δημοσίων 
έργων ιδιαιτέραχ; και πλέον της Ε.Π., μετά τη λήξη του κατά νόμο χρόνου ισχύος τους. Ο 
χρόνος λήξης της ισχύος των δικαιολογητικών αυτών αναγράφεται στην Ε.Π. 

3. Για την έκδοση ή ανανέίοση Ε.Π υποβάλλεται σχετική αίτηση, σε χρόνο μεταξύ των 
τριάντα (30) και είκοσι (20) ημερών πριν την ημερομηνία λήξης της ήδη ισχύουσας. Με την 
αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 2, τα οποία πρέπει να φέρουν 
χρόνο έκδοσης εντός των τελευταίων 15 ημερών, πριν την υποβολή της αίτησης, αλλιώς η 
υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ ζητεί νέα. Η ημερομηνία υποβολής των νέων στοιχείων 
λαμβάνεται υπόψη, για όλες τις συνέπειες , ως υποβολή αίτησης χορήγησης Ε.Π. Η 
υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση εγγράφωςτην αιτούσα επιχείρηση γθα 
τυχόν ελλείψεις του φακέλου των δικαιολογητικών που καθιστούν αδύνατη την έκδοση Ε.Π. 

4. Η υπηρεσία οφείλει να εκδώσει την Ε.Π. πριν τη λήξη της ήδη ισχύουσας. Αν για λόγους 
που δεν αφορούν τον αιτούντα δεν είναι σε θέση να εκδώσει την Ε.Π. έγκαιρα, επικυρώνει 
κατόπιν αττήσεως του αττούντα φωτοαντίγραφο της αίτησης έκδοσης της Ε.Π. που 
υποβλήθηκε και θέτει επ' αυτού επισημείωση με την οποία βεβαιώνεται ότι υποβλήθηκε η 
αίτηση έκδοσης της Ε.Π., συνοδευόμενη από τα κατά νόμον δικαιολογητικά, η πληρότητα 
των οποίων ελέγχθηκε συνοπτικά. Το επικυρωμένο κατά τα παραπάνω αντίγραφο της 
αιτήσεως, με την επισημειωματική βεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως η Ε.Π. για 
συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης. 

Κστά τον νέο έλεγχο που διεξάγεται στα δικαιολογητικά του αναδόχου, σύμφωνα με την 
διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3263/2004, προσκομίζεται υποχρεωτικά η εν τω 
μεταξύ εκδοθείσα Ε.Π.. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ 
υποχρεούται να εκδώσει την Ε.Π. κατά προτεραιότητα. 

5. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της Ε.Π., ο χρόνος ισχύος της νέας 
αρχίζει την ημέρα έκδοσης της. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήξη της 
παλαιότερης μέχρι την έκδοση της νέας, η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να 
καταθέσει προσφορά σε διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου. 

Αν πάντως η λήξη ισχύος της Ε.Π επέλθει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών σε 
διαδικασία ανάθεσης, η επιχείρηση νομίμως εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος στη διαδικασία. 
Στην περίπτωση αυτή, κατά τον έλεγχο της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3263/2004, 
προσκομίζεται υποχρεωτικά η νέα Ε.Π.. 
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Άρθρο 2 

Περιεχόμενο Ε.Π. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

Για την έκδοση της Ε.Π. οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός των δικαιολογητικών υπό στοιχείο Β4 (πιστοποιητικά 
ποινικού μητρώου), που αναζητούνται αυτεηαγγέλτως από την υπηρεσία: 

Α. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης: 

1. Κίΰδικοποιημένο (τελευταίο) καταστατικό δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, ή εφόσον δεν υπάρχει 
κωδικοποιημένο καταστατικό, τα ΦΕΚ με το αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. 
Κατά την ανανέωση Ε.Π., εφάσον δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα ανωτέρω στοιχεία, 
υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχαρησης. 

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Υπουργείου Ανάπτυ^ς για τις 
τροποποιήσεις του καταστατικού. 

3. Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής του τελευταίου Δ. Σ. και οι 
τυχόν τροποποιήσεις του Δ. Σ. με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Εφόσον η σύνθεση του Δ.Σ. δεν έχει 
μεταβληθεί, μετά την τελευταία ανανέωση της Ε.Π., υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης. 

4. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο καθορίζονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν 
και δεσμεύουν την εταιρεία, εφόσον δεν προκύπτουν από το καταστατικό. Εφόσον τα 
πρόσωπα αυτά είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στη προηγούμενη Ε.Π. υποβάλλεται 
σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της αιτούσας επιχείρησης. 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
περί του ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 

Β. Αποδεικπκά περί της καταλληλότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων: 
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1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης περί του ότι αυτή 
δεν είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
περί του ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. 

3. Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια (ΤΕΕΤΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ., που στελεχώνουν την 
επιχείρηση δεν έχουν διαπρόξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Αν αναγράφεται τέτοιο 
παράπτωμα, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση. Σχετικά με τη βαρύτητα του 
παραπτώματος αποφασίζει η Επιτροπή ΜΕΕΠ, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας τήρησης 
του ΜΕΕΠ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής έχει δικαίωμα παράστασης η αιτούσα 
επιχείρηση που καλείται προς τούτο με έγγραψη πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον ημέρες 
πριν την συνεδρίαση. Αν το αδίκημα κριθεΐ ως βαρύ δεν εκδίδεται Ενημερότητα Πτυχίου. 

4. Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. 

Ενημερότητα Πτυχίου δεν εκδίδεται αν στο ποινικό μητρώο των ως άνω προσώπων έχουν 
καταχωρηθεί κάποια από τα εξής αδικήματα: 

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της υπ' αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης υπ' αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 

Εάν στο ποινικό μητρώο υπάρχει καταχώριση καταδίκης για υπεξαίρεση (375 Π.Κ), απάτη 
(386-388 Π.Κ), εκβίαση (385 Π.Κ), πλαστογραφία (216-218 Π.Κ), ψευδορκία (224 Π.Κ), 
δωροδοκία (235-237 Π.Κ) και δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ), ζητείται η προσκόμιση της 
καταδικαστι 
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κής απόφασης. Η Επιτροπή ΜΕΕΠ κρίνει στην περΐπτοκϊη αυτή, μετά από εισή^ση της 
υπηρεσίας ΜΕΕΠ, αν το αδίκημα σχετίζεται ή όχι με την επαγγελματική διαγωγή των 
προσώπων για τα οποία προσκομίζονται τα πιστοποιητικά. Εάν κριθεί ότι σχετίζεται, δεν 
χορηγείται ενημερότητα πτυχίου. 

5. Βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ανήκει η επιχείρηση, περί καταβολής 
των οφειλόμενων εισφορών. 

6. Αποδεικτικά των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις φορολογικές της 
υποχρεώσεις. Εφόσον η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων έργων 
προσκομίζεται σχετικός πίνακας με τα στοιχεία των κοινοπραξιών και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
της κάθε μίας και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των κοινοπραξιών αυτών. 

7. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας, των κοινοπραξιών στις οποίες 
τυχόν συμμετέχει, και των έργων εκδιδόμενα από τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης (της έδρας της εταιρείας και των κοινοπραξιών και του τόπου εκτέλεσης των 
έργων-της εταιρείας και των κοινοπραξιών). Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες αποδεικνΰεται, 
από τον ως άνω πίνακα. 

8. Στοιχεία περί μη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργολαβιών, που εκτελεί εταιρεία μόνη της ή σε κοινοπραξία, ήτοι: 

ο) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν εκτελεί άλλο έργο (ως 
μεμονωμένος ανάδοχος ή στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας), εκτός αυτών που 
περιλαμβάνονται στον υπό στοιχείο β) της παρούσας πίνακα, 

β) Πίνακα, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, που αναφέρει τα 
εκτελούμενα έργα, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 
γ) Βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων εκτέλεσης για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών 
που εκτελεί η εταιρεία. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης, περί του ότι όλα τα δηλούμενα εκ 
μέρους της επιχείρησης στοιχεία είναι αληθή. 

Γ. Στη Ε.Π. καταχωρούνται από την υπηρεσία,υπό μορφήν πίνακα,κατόπιν ελέγχου των 
δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν για την έκδοσή της. 
α) τα στοιχεία νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης όπως προκύπτουν από 
τα υπό Α του παρόντος άρθρου στοιχεία και 
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β) η βεβαίωση ότι δεν υφίστανται κωλύματα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης των 
δημοσίων έργων και συγκεκριμένα άτι 

- δεν υφίσταται πτώχευση,αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία εκκαθάρισης της 
επιχείρησης 

-δεν υφίστασται εγγεγραμμένη πειθαρχική ποινή εις βάρος της επιχείρησης ή των στελεχών 
της για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του 
η.δ. 278/1999.Για τη σχετική πιστοποίηση λαμβάνονται υπόψη οίκοθεν τα στοιχεία της 
υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., 

- δεν υφίστανται αδικήματα εις βάρος των προσώπων της παράγραφο Β4, εκ των 
αναφερομένων στην παράγραφο αυτή, 

- υφίσταται βεβαίωση της οικείας εργοληπτικής οργάνωσης περί εξόφλησης των εισφορών 
της επιχαρησης, 

- υφίσταται ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης και των Κοινοπραξιών και έργων στα 
οποία αυτή μετέχει, 

-υφίσταται φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες 
αυτή μετέχει, 

-δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών της 
επιχείρησης. 

Άρθρο 3 

Παύση ισχύος Ενημερότητας Πτυχίου 

1. Η Ε.Π. παύει να ισχύει όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, όπως ορίζεται κατά την παρ. 2 
του άρθρου 1. 

2. Σε περίπτωση μεταβολής των κρίσιμων προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδόθηκε η Ε.Π., 
(όπως ιδίως αλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κήρυξης της επιχείρησης σε 
πτώχευση κ.λ.π., καταδίκης των κρίσιμων μελών του Δ.Σ. για ένα από τα αδικήματα της 
παρ. Β4 του άρθρου 2) οφείλει η επιχείρηση να ενημερώσει γραπτώς, μέσα σε δέκα ημέρες 
από την ημέρα μεταβολής, την υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, η οποία εκδίδει το 
συντομότερο δυνατό νέα Ε.Π.. Δεν απαιτείται ενημέρωση και έκδοση νέας Ε.Π. σε 
περίπτωση αλλαγής των προϋποθέσεων των ηερ. 5, 6, 7 και 8 της παρ. Β του άρθρου 2. 

3. Αν η επιχείρηση παρόλο που έχει υποχρέωση κατά τα ανωτέρω, δεν προβεί σε 
εμπρόθεσμη ενημέρωση με υπαιτιότητα της και περιέλθουν στην υπηρεσία στοιχεία ή 
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πληροφορίες για μεταβολή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγήθηκε σε επιχείρηση η 
Ε.Π., η υπηρεσία αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση γραπτή πρόσκληση στην επιχείρηση, με 
την οποία θέτα υπόψη της τις πληροφορίες ή τα στοιχεία και την καλεί να υποβάλλει 
γραπτά τις αντιρρήσεις της, με τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση δικαιολογητικά, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, όχι ανώτερη των πέντε εργάσιμων ημερών. 

4. Αν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις, ή οι υποβληθείσες δεν γίνουν αποδεκτές, η 
υπηρεσία ΜΕΕΠ, με απόφαση του Προϊσταμένου της ανακαλεί την Ε.Π.. Η ανάκληση 
ενεργεί από την ημέρα που επήλθε η μεταβοΜ των προϋποθέσεων έκδοσης της Ε.Π, 
Εφόσον η επιχείρηση συμμετείχε σε διαδικασία ανάθεσης και δεν έχει ακόμα συναφθεί 
σύμβαση^ αποκλείεται του διαγωνισμού. Η σχεπκή απόφαση ανακοινώνεται με τον 
ταχύτερο δυνατό τρόπο στους φορείς που δημοπρατούν δημόσια έργα και δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Άρθρο 4 

Έκδοση Περιεχόμενο των Βεβαιώσεων για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημοσίων 
έργων 

1. Όλες 01 υπηρεσίες που εκτελούν δημόσια έργα εκδίδουν, κατόπιν αιτήσεως των 
αναδόχων εργοληπτικών επιχειρήσεων και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή 
της αίτησης βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών των συμβάσεων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη (από υπσγραφής σύμβασης μέχρι έκδοση βεβαίωσης περάτωσης), οι 
οποίες υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις για την έκδοση της Ε.Π. 

2. Ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο θεωρείται η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της 
εργολαβικής σύμβασης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 
βεβαίωσης (υπολογιζόμενου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) με το συνολικό ποσό του 
εκτελεσμένου μέρους της σύμβασης όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό που 
έχει υποβληθεί και εγκριθεί (επίσης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

3. Αν ο φορέας εκτέλεσης δεν εκδώσει έγκαιρα βεβαίωση περί του ανεκτέλεστου υπολοίπου 
έργου, παρά την έγκαιρη υποβολή αίτησης από τον ανάδοχο, η αίτηση για την έκδοση Ε.Π. 
υποβάλλεται χωρίς να συνοδεύεται με τη βεβαίωση. Το έργο και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
δηλώνεται στον πίνακα που υποβάλλεται κατά την παρ. Β8 του άρθρου 2 της παρούσας. Η 
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βεβαίωση του φορέα εκτέλεσης προσκομίζεται χωρίς καθυστέρηση μετά την έκδοση της 
ελέγχεται και ε(()όσον το ανεκτέλεστο της επιχείρησης υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό 
όριο, η τυχόν εκδοθείσα στο μεταξύ Ε.Π. ανακαλείται. Η ανάκληση ανατρέχει στην ημέρα 
έκδοσης της Ε.Π. Εφόσον η επιχείρηση συμμετείχε σε διαδικασία ανάθεσης και δεν έχει 
ακόμα συναφθεί η σύμβαση, αποκλείεται του διαγωνισμού. 

4. Η βεβαίοκιη ανεκτέλεστου συντάσσεται σε ειδικό έντυπο που περιλαμβάνει τα στοιχεία 
του εργοδότη και του αναδόχου {την επωνυμία της και τον αριθμό εγγραφής της στο 
ΜΕΕΠ) και τα οικονομικά στοιχεία του έργου (αρ)^κός προϋπολογισμός αρχικό ποσό 
σύμβασης ποσά συμπληρωματικής σύμβασης συνολικό ποσό σύμβασης ποσό τελευταίου 
εγκεκριμένου λογαριασμού). Σε περίπτωση εγκεκριμένης υπεργολαβίας αναγράφεται το 
ποσό της υπεργολαβικής σύμβασης και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο που αναλογεί στον αρχικό 
ανάδοχο και τον υπεργολάβο. 

5. Σε περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται από κοινοπραξία (ανάδοχο ή κατασκευαστική 
υπό την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει) το ανεκτέλεστο 
ποσό του αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στην 
κοινοπραξία. 

6. Σε περίπτωση εγκεκριμένης υπεργολαβίας, το ανεκτέλεστο του υπεργολάβου προκύπτει 
από το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας αφαιροΰμενων των τιμολογίων που έχουν 
εκδοθεί από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, ενώ το ανεκτέλεστο του αναδόχου 
προκύπτει από το σύνολο των εργασιών που αντιστοιχούν στον ανάδοχο (δηλαδή το 
συνολικό ποσό της σύμβασης εργοδότη-αναδόχου, μειούμενο κστά το ποσό της σύμβασης 
της υπεργολαβίας) αφσιρούμενων των εργασιών που έχει ήδη εκτελέσει (σύνολο εργασιών 
αφαιρούμενων των τιμολογίων του υπεργολάβου προς τον ανάδοχο). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Άρθρο 5 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητας 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή ανώνυμης εταιρείας και 
ανήκουν στις τάξεις 3 η έως 7 η του ΜΕΕΠ υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο, στην 
υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της 
διαχειριστικής τους χρήσης τα αναφερόμενα στην παρ.2 στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία 
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αυτά α) η υπηρεσία ενημερώνει τους Πίνακες Ετήσιου Ελέγχου της οικονομικής κατάστασης 
και λοιπών στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά τις 
διαδικασίες της τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης των επιχειρήσεων και β) 
κινεί τη διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης εφόσον ανακύψουν δυσμενή για την οικονομική 
κατάσταση των επιχειρήσεων στοιχαα. 

2. Υποβαλλόμενα στοιχεία: α) Πρωτότυπες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και 
Αποτελέσματα Χρήσης) 1<αι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας και των 
κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, καθώς και όλων των στοιχείων που τις 
συνοδεύουν (Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.). 
β) Εφόσον η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, βεβαιώσεις των 
εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τα καταβληθέντα μισθώματα των παγίων της 
εταιρείας και ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτών (χωρίς τόκους και Φ.Π.Α.), κατά την ημερομηνία 
υποβολής της έκθεσης δραστηριότητας. 

γ) Αναλυτική κατάσταση, πιστοποιημένη από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με το σύνολο των 
παγίων που διαθέτει η εταιρεία και οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (εφόσον η 
κοινοπραξία έχει στην ιδιοκτησία της πάγια στοιχεία). Οι κωδικοί του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου που θα έχουν πλήρη ανάλυση είναι οι; 

10, 11, 12, 13.00, από 13.02 ως 13.06, ο 14.03 και 015 (εκτός του 15.09) ενώ οι λοιποί 
κωδικοί μπορούν να αναγράφονται σε επίπεδο δευτεροβάθμιου λογαριασμού του Γ.Λ,Σ.Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή είναι τα ακόλουθα; 
αύξων αριθμός παγίου, Κ.Λ του αναλυτικού λογαριασμού (π.χ 11.00.00 «Κτίριο Γραφείων»), 
περιγραφή παγίου, ημερομηνία κτήσης παγίου (π.χ. 24.11.1998), α^α κτήσης παγίου, 
διενεργηθείσες αποσβέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης, 
αναπόσβεστο υπόλοιπο, τυχόν μη διενεργηθείσες αποσβέσεις για όλη τη περίοδο κτήσης 
των ανωτέρω παγίων, αναπροσαρμοσμένο αναπόσβεστο υπόλοιπο παγίου, υπολογισμός του 
διορθωτικού συντελεστή 1,3 εφόσον το πάγιο αυτό αναγράφεται από την αιτούσα 
εργοληπτική επιχείρηση στο Τεχνικό της Δελτίο. 

δ) Αναλυτικές καταστάσεις πιστοποιημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, των τιμολογίων 
της εταιρείας και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, για έργα που κατασκευάζει στο 
εσωτερικό της χώρος και στην αλλοδαπή, με αναφορά στον αριθμό και την ημερομηνία 
έκδοσης των τιμολογίων, τον πελάτη, την κατηγορία έργου στο οποίο αφορά (δημόσιο. 
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ιδιωτικό, εξωτερικού), τον χαρακτηρισμό του έργου (αυτοτελές, κοινοπραξία, υπεργολαβία), 
συνοπτική περιγραφή του έργου, α^α τιμολογίου (πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ), ποσό για 
τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών του αριθμητή α1 του Τμήματος Α του Τύπου 
Κατάταξης και σύνολα των οικονομικών μεγεθών, τα οποία θα πρέπει να συμπίπτουν με τα 
δηλωθέντα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ). 
ε) Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το ύψος των αφορολόγητων αποθεμστικών 
τεχνικών επιχειρήσεων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 

στ) Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το ύψος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
που δεν συνίστανται σε τραπεζικό δανεισμό. 

ζ) Ειδική βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σε κατάσταση που θα αφανίζει τις 
απατήσεις από πελάτες που προέρχονται από τιμολογήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων , 
οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς; Πελάτες (Κ,Λ 30), Γραμμάηα Εισπρακτέα 
(Κ.Λ 31 και Επιταγές Εισπρακτέες (Κ.Λ.33.90). 

η) Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που θα εμφανίζει τα οικονομικά μεγέθη της 
επιχείρησης (καθαρή θέση). 

θ) Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που θα εμφανίζει τον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης και των κοινοπραξιών στις οποίες αυτή μετέχει. 

ι) Τεχνικό δελτίο που θα περιλαμβάνει πίνακες στελέχωσης, εμπειρίας, δεικτών 
βιωσιμότητας και οικονομικών και μεγεθών τύπου κατάταξης. 

3. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται σε πρωτότυπο. Οι 
φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία που τις συνοδεύουν υποβάλλονται σε νόμιμα 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. 

4. Η κατάσταση παγίων (σημείο γ της παρ.2) καθώς και οι βεβαιώσεις μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, αφορολόγητων α ποθεματικών και 
τιμολογημένων απαιτήσεων, αφορούν την ημερομηνία λήξης της υπό εξέταση 
διαχειριστικής χρήσης. 

5. Κατ' επιλογή της επιχείρησης μπορεί να υποβάλλεται έκθεση εκτίμησης Ορκωτού 
Εκτιμητή για το μηχανολογικό εξοπλισμό αυτής των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, 
λαμβανομένης υπόψη της διάταξης του άρθρου 16 παρ.29,περ.γ, ββ του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει. 
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Άρθρο 6 
Κυρώσεις 

1. Η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ υποχρεούται, εφόσον δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από 
επιχείρηση που έχει προς τούτο υποχρέωση τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, να 
κινήσει την διαδικασία διαγραφής της επιχείρησης. 

Προς τούτο αποστέλλει γραπτή πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προς την 
επιχείρηση, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5, με την οποία την καλεί να παρουσιαστεί στην Επιτροπή 
ΜΕΕΠ, μέσα σε προθεσμία από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) το πολύ ημερών, για να εκφράσει 
τις απόψεις της. Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει μέχρι και την ορισμένη ημέρα ακρόασης 
τα στοιχεία που παρέλειψε να υποβάλλει εμπρόθεσμα ή να επικαλεστεί λόγους για να 
αποδείξει ότι δεν είναι υπαίτια για την παράλειψη υποβολής τους. 

2. Για το παραδεκτό της ακρόασης η επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει παράβολο 700 ΕΥΡΩ, 
αν ανήκει στη 3 η τάξη του ΜΕΕΠ, 1.600 ΕΥΡΩ στην 4 η τάξη, 2.500 ΕΥΡΩ στην 5 η τάξη, 
5.000 ΕΥΡΩ στην 6 η τάξη και 10.000 ΕΥΡΩ αν ανήκει στην 7 η τάξη. 

Το παράβολο καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας και αποτελεί έσοδο του λογαριασμού της παρ. 
14 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει. 

3. Εφόσον η επιχείρηση δεν προσκομίσει με υπαιτιότητα της τα απαιτούμενα στοιχεία 
διαγράφεται από το ΜΕΕΠ με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ, χωρίς τήρηση 
της διαδικασίας έκτακτης αναθεώρησης. 

4. Εφόσον κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων προκύψει ότι, η εταιρεία δεν 
καλύπτει τις οριζόμενες στο νόμο κατώτατες προϋποθέσεις κατάταξης στις τάξεις που είναι 
ήδη εγγεγραμμένη, η Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ υποχρεούται να κινήσει κατ' αυτής την 
κατά νόμον διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΓΟΠΟΙΚπΚΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Άρθρο 7 

Πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων 

1. Όλες οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις 3 ης έως και 7 ης τάξης, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου από 
τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, τα πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων (δημοσίων ή 
ιδιωτικών), που εκτέλεσαν ή εκτελούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 
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Στην περΐπτοοση που τα προαναφερθέντα έργα ειαελέστηκαν από κοινοπραξία 
προσκομίζονται τα κοινοπρακτικά συμφωνητικά, ώστε να προκύπτει το ποσοστό 
συμμετοχής. Συμφωνητικά που προσκομίστηκαν προηγουμένως στην υπηρεσία τήρησης 
του ΜΕΕΠ δεν επαναπροσκομίζονται, εφόσον δηλώνεται, με υπεύθυνη δήλοκτη του νόμιμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι δεν έχουν τροποποιηθεί. Υπαίτια παράλειψη εμπρόθεσμης 
υποβολής των στοιχείων αυτών, συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος της επιχείρησης να 
επικαλεπθεί τον κύκλο εργασιών από τα έργα αυτά κατά την υποβολή αίτησης τακτικής ή 
έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής της. Αν η επιχείρηση επικαλεστεί κατά την υποβολή 
των στοιχείων και αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την εκπρόθεσμη κατάθεση κάποιων 
στοιχείων, μπορεί να τα προσκομίσει και μετά τη λήξη της προθεσμίας. 

2. Η κατασκευή ιδιωτικών έργων από την εργοληπτική επιχείρηση αποδεικνύεται με τα 
παρακάτω έγγραφα: 

α) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των ιδιοκτητών των ιδιωτικών έργων και των 
βπιβλεπόντων μηχανικών, ανά έργο. 

β) Πρωτότυπες βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα 
μηχανικό, συντεταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα που συναρτσται στη παρούσα, στις 
οποίες αναφέρονται ενδειιαικά τα εξής: 

ι) τα γενικά στοιχεία του αναδόχου ή της κοινοπρα^ας ή του υπεργολάβου {εφόσον 
συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις), 

ιι) η περιγραφή του έργου, ο χρόνος κατασκευής και η αξία του, καθώς και ο επιμερισμός 
των εργασιών κατασκευής του στις βασικές και πρόσθετες κατηγορίες έργων, όπως 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, 

ιιι) ο αριθμός και τα λοιπά κρίσιμα στοιχεία της άδειας της αρμόδιας αρχής για την εκτέλεση 
του έργου, αν απαιτείται, 

ιν) γενικές παρατηρήσεις για την καλή, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου, 
γ) Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου δεν χορηγεί βεβαίωση, η εργοληπτική επιχείρηση 
προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της, με τα στοιχεία της προηγούμενης 
παραγράφου. 

δ) Αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης νόμιμα επικυρωμένα εφόσον διαθέτει τέτοια η 
αιτούσα εργοληπτική επιχείρηση. 
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ε) Αντίγραφα οικοδομικών αδειών, για τα ανωτέρω έργα εφόσον ο ανάδοχος υποχρεούται 
να εκδώσει οικοδομική άδεια για την εκτέλεση του έργου. Αν δεν απαιτείται από τις κείμενες 
διατάξεις η έκδοση οικοδομικής άδειας προσκομίζεται κάθε άλλο πρόσφορο κατά τη κρίση 
της ασούσας έγγραφο στοιχείο. 

3. Η κατασκευή δημοσίων έργων στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα ακόλουθα στοιχεία, 
ατίσημα μεταφρασμένα από το υπουργείο Εξωτερικών, το προξενείο ή δικη\Όρο: 

α) Πρωτότυπα πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως αυτά 
περιγράφηκαν στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου της παρούσας για τα δημόσια 
έργα. 

β) Αν υποβάλλεται δήλωση του αναδόχου προσκομίζεται παράλληλα βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής της χώρας στην οποία εκτελέστηκε το έργο, σχετικά με τον τρόπο κατασκευής του 
έργου και τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην κατασκευή του. 

4, Η κατασκευή ιδιωτικών έργων στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με δήλωση του κύριου του 
έργου και του επιβλέποντος μηχανικού, συνοδευόμενη με επίσημη μετάφραση κατά τα 
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Άρθρο 8 

Καταβολή εισφοράς 

1. Για την εξέταση των αιτήσεων έκδοσης Ενημερότητας Πτυχίου, οι επιχειρήσεις 
υπο)φεούνται να καταβάλλουν με την αίτηση τους εισφορά, κατά την τάξη της βεβαίωσης 
εγγραφής, ως ακολούθως: 

Η 7 η τάξη 2.000 ΕΥΡΩ, η 6 η τάξη 1.000 ΕΥΡΩ, η 5 η τάξη 500 ΕΥΡΩ, η 4 η τάξη 300 
ΕΥΡΩ και η 3 η τάξη 100 ΕΥΡΩ. 

2. Για την συγκέντρωση και επεξεργασία των εκθέσεων δραστηριότητας οι επιχειρήσεις που 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους υποχρεούνται να καταβάλλουν με την αίτηση τους 
εισφορά ως ακολούθως; 

Η 7 η τάξη 5.000 ΕΥΡΩ, η 6 η τάξη 2.500 ΕΥΡΩ, η 5 η τάξη 1.250 ΕΥΡΩ, η 4 η τάξη 800 
ΕΥΡΩ, και η 3 η τάξη 350 ΕΥΡΩ. 

Άρθρο 9 

Μεταβατικές διατάξεις Έναρξη ισχύος 
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται: 

α) Στις Ενημερότητες Πτυχίου που θα εκδοθούν μετά την έναρ^ ισχύος της. 
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Αιτήσεις για έκδοση Ε.Π. που θα υποβληθούν από 1 η Σεπτεμβρίου 2005 και εντεύθεν, 
συνοδεύονται από στοιχαα του άρθρου 2 και κρίνονται κατά τις διατάξεις της παρούσας. 

Για την εξέταση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν την εισφορά 
του άρθρου 8. 

β) Στις εκθέσεις δραστηριότητας και τα πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων που θα υποβληθούν 
μετά την έναρξη ισχύος της. Ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 6 εφαρμόζονται και για την 
υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας του έτους 2004. 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη, γενική ή ειδική. 

3. Η ισχύς τηςαποφάσεως αρχίζει την 1 η Οκτωβρίου 2005. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2005 


Αριθ. οικ. 433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β722.9.2000')απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ : Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) οκ; απαραίτητου 
στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη; 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚΑ/137/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα". 

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ 2.2.1/23-5-00 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
664Β/24-5-2000)". 
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3. Τις διατάξεις ταυ ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11-5-1999) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ΠΔ 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24-11-95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων 
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων). 

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29-2-1984) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και 
ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/31-8- 1994) 'Τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις". 

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31-12-1985) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" 
όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

8. Τις διατάξεις του ΠΔ 23/93 (ΦΕΚ Α/8/5-2-1993) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 
89/665 της Ε.Ε." όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α/177/1985) "Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων". 

10. Το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ Α/212/29-8-1996) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ". 

11. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 άρθρο 6 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 
Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89. 

12. Την με αριθμό 130159/7-5-97 εγκύκλιο εφαρμογής του Π.Δ. 305/96 του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που προβλέπεται απά τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή (άρθ. 53 ΠΔ 
609/85) και την οριστική (αρθ. 55 ΠΔ 609/85) παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου, για το 
οποίο δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από τον προϊστάμενο της 
Διευθύνουσας υπηρεσίας (αρθ. 52 ΠΔ 609/85) μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει άτι για το παραλαμβανόμενο 
προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός είναι ενημερωμένος 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96. 

Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η 
επΓτροπή δεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο ΦΑΥ, ή εάν αυτός δεν είναι 
αρκοΰντΰΐς ενημερωμένος 

Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόμη ότι ο ΦΑΥ εφαρμόστηκε και 
ενημ^ώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή, ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2000 


Αριθ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ.502/13.10.00 (ΦΕΚ 1265 Β 718.10.200} : Εφαρμογή 
Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 
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2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ.2.2.2/23-5-2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
Αθανάσιο Αλευρά". 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11-5-1999) 'Τροποποΐηση και συμπλήρωση του 
ΠΔ 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24-11-95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων 
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων). 

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

5. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29-2-1984) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσας συναφών 
θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών 
σχετικά με την ποιότητα των έργων. 

6. Το ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31-12-1985) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 

7. Τα ισχύοντα Διεθνώς Πρότυπα για την Ποιότητα. 

8. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Και Επειδή I. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ποιότητας (π.χ. 150 10005:1995) το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.) είναι το 
έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα καθώς 
και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν, έργο 
ή σύμβαση. 

II. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κίοδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, 
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε 
πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίί^ι τον τρόπο 
οργάνωσης και διοίκησης του έργου και καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες 
συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 

ΙΙΙ. Το Π.Π.Ε. πρέπει να αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και να 
παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, 
τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεϊ και αρχειοθέτησής τους, αποφασίζουμε: 
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1. Την εκπόνηοη και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε Δημόσιο Έργο 
(Έργο ή Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός αν πρόκετται για κατασκευή, υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' τάξης "ατομικές 
επιχειρήσεις" και άνω, στην περίπτακτη δε που πρόκειται για εκπόνηση μελέτης θα πρέπει η 
συμβατική αμοιβή να είναι άνω του ποσού που γίνονται δεκτά πτυχία μελετητικά Δ~ τάξης. 

2. Συμβατικά τεύχη (έργων ή μελετών) που θα εγκριθούν μετά την δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα πρέπει να περιέχουν τις σχετικές 
διστάξΏς που θα επιβάλλουν στον μέλλοντα ανάδοχο του έργου ή μελετητή να εκπονήσει 
πριν την έναρξη του έργου Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Πρότυπο 150 10005:1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα 
Ποιότητας. 

3. Ο ανάδοχος ή μελετητής είναι υποχρεωμένος για την σύνταξη του παραπάνω 
Προγράμματος Ποιότητας Έργου είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά 
Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι (πχ. 150 9001 ή 150 9002). 

4. Πα έργα ή μελέτες προϋπολογισμού μικρότερου από τα παραπάνω όρια, η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία αν κρίνει ότι το έργο λόγω της φύσης του χρειάζεται να παρακολουθείται από 
Π,Π.Ε., δύναται να συμπεριλάβει στα συμβατικά τεύχη του έργου την υποχρέωση του 
ανοδόχου για σύνταξη και υποβολή Π.Π.Ε. όπως περιγράφεται παρακάτω. 

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου, σε δύο (2) 
αντίτυπα, στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζεται στα 
συμβατικά τεύχη και η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών ούτε και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με το 
μέγεθος και τη φύση του έργου, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου ή 
της μελέτης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών θα πρέπει να 
επιστρέφει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της. 

6. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια 
των εργασιών, από τις ανάγκες του έργου ή της μελέτης να γίνει, θα υποβάλλεται για 
έγκριση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2000 
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Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/501/1.7.03 (ΦΕΚ 928 Β'/4-7-03)απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ : Έγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον 
έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης, 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α/1985) Κυβέρνησης και Κυβερνητικά Όργανα. 

2. Την με αριθμό Υ6/2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ <Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ>. 
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3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ 92Α/11.5.99) <τροποποΐηση και Συμπλήρωση 
διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (Φεκ 245/Α/24.11.95)<Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας 
Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ> και δη το άρθρο 2α αυτού. 

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/0.1.91 Απόφαση <Εξαΐρεση διοικητικών πράξεων ή 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών> (Εγκύκλιος 2/91). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α/29.2.84) <Δημόσια Έργ και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων> όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το 
άρθρο 21 παρ. 1, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των 
έργων. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ Α 301/8.10.74) περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν 
μελετών, επίβλεψιν, παραλαβή κ.λπ. Συγκοινωνιακών, υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως 
και Τοπογραφικών, Κτημστογραφικων και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τενχικων 
προδιαγραφών μελετών, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89. 

7. Τις δασάξεις του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279Α/21.12.2000)<Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσία για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ> όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

8. Την εργασία του Σύμβουλου ΣΔΕΠ/ΔΕ που υπέβαλε στη Μ ΕΚ. 

9. Το κείμενο εργασίας <Οδηγίες για την Ποιότητα στα Δημόσια Έργα> που έγινε στα 
πλαίσια του Έτους Ποιότητας 1998. 

10. Τη με αρ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/13.10.2000 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
1265/Β/18.10.2000) για την εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας στα 
Δημόσια Έργα (ΠΠΕ) και Μελέτες (ΠΠΜ). 

11. Την με αρ. ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.7.2001 Απόφαση Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ με θέμα <Οδηγίες 
υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος 
Ποιότητας Έργου>. 

12. Την με αρ. ΛΙΠΑΔ/οικ/177/2.3.2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα την 
πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά την μελέτη του έργου (ΣΑΥ και ΦΑΥ κατά τη μελέτη). 

13. Το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα ΕΛΟΤ 150 10005: 2001 (150 10005: 1995) 

Και επειδή: 

1. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών σωστής οργάνωσης και εκπόνησης 
Μελετών Δημοσίων Έργων. 
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Από ΤΌ πρότυπο 150 9000: 2000 το Πρόγραμμα Ποιότητας ορίζεται ως : 

<Έγγραφο το οποίο καθορίζει ποιες διαδικασίες και ποιοι συνδεόμενοι πόροι πρέπει να 
εφαρμοσθούν, πότε και από ποιον σε ένα συγκεκριμένο έργο, προϊόν, διεργασία ή 
σύμβαση>. 

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης συντάσσεται από το μελετητή και υποβάλλεται στην 
Υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης της Μελέτης με 
σκοπό να διασφαλίζονται οι ηροαναφερόμενοι στόχοι με : 

’τη σύνταξη ενός κατάλληλου ΠΠΜ 
την πιστή εφαρμογή του ΠΠΜ 

τη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΠΜ 
Στο Πρόγραμμα Ποιότητας ενσωματώνονται και κωδικοποιούνται όλες οι απασήσεις της 
Σύμβασης στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται: 

α. η αναλυτική περιγραφή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια ή / και 
φάσεις εκπόνησης της μελέτης. 

β. η παρουσίαση σε χρονοδιάγραμμα όλων των δραστηριοτήτων εκπόνησης της μελέτης 
κατά στάδια ή / και φάσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
γ. το οργανόγραμμα εκπόνησης της μελέτης. 

δ. ο τρόπος και οι λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται ή προκύπτουν κατά την εκπόνηση της μελέτης, ώστε να διασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα αυτών (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των 
στοιχείων για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της μελέτης). 

Κατά τη σύνταξη του ΠΠΜ πρέπει να γίνει ο εντοπισμός και η καταγραφή, σε σχέση με τη 
Σύμβαση, με εξαιρετικά συστηματικό τρόπο των εξής : 
όλων των απασήσεων της Σύμβασης 
των τυχόν αντιφάσεων μεταξύ των απαιτήσεων της Σύμβασης 
των τυχόν ασαφειών της Σύμβασης. 

Εφόσον κατά την αρχική σύνταξη του ΠΠΜ εντοπισθούν σημεία της Σύμβασης που 
χρειάζονται διευκρινίσεις, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, πρέπει αυτές να συζητηθούν 
μεταξύ μελετητή και Υπηρεσίας, να καταγραφούν επισήμως οι σχετικές οριστικές αποφάσεις 
για τις λεπτομέρειες εκπόνησης της μελέτης και νο αποτυπωθούν στο ΠΠΜ. 
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Το ΠΠΜ πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές, ώστε διαρκώς να 
ανταποκρϊνεται στην πραγματική κατάσταση (π.χ. τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 
των εργασιών εκπόνησης της μελέτης). 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Τροποποιήσεις μελέτης 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας μελέτης είναι δυνατόν να προκόψουν τροποποιήσεις των 
δεδομένων ή των αποτελεσμάτων, προερχόμενες είτε από τον κύριο του έργου είτε από το 
μελετητή. Αυτές οι τροποποιήσεις διακρΐνονται σε : 

εκείνες που επηρεάζουν προηγούμενα στάδια της μελέτης (τα οποία έχουν ήδη 
εκτελεστά και τα αντίστοιχα παραδοτέα έχουν ήδη παραχθεί), όπως συμβαίνει όταν αυτές 
προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου. 

εκείνες που επηρεάζουν τα επόμενα στάδια της μελέτης. 

Ανασκόπηση μελέτης 

Είναι η αξιολόγηση της μελέτης σε συγκεκριμένα σημεία της εξέλι^ς της προκειμένου να 
προσδιορισθεΐ η ικανοποίηση των προκαθορισμένοον απαιτήσεων της Σύμβασης από τα 
αποτελέσματα της μελέτης, Κατά την ανασκόπηση εντοπίζονται τα τυχόν προβλήματα και 
αποφασΐζονται οι απαραίτητες ενέργειες. 

Στις ανασκοπήσεις πρέπει να συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (μελετητής, κύριος 
του έργου, σύμβουλοι του μελετητή, του κυρίου του έργου , κ,τ.λ.). 

Πρέπει να διατηρούνται κατάλληλα αρχεία των αποτελεσμάτων των ανασκοπήσεων και να 
παρακολουθούνται και καταγράφονται στα αρχεία οι ενέργειες που ακολούθησαν. 

Έγκριση μελέτης 

Επίσης έγκριση από αρμόδιο φορέα (τον Κύριο του Έργου ή άλλον), μετά από κατάλληλη 
εξέταση, ότι τα αποτελέσματα μιας μελέτης ικανοποιούν τις προκαθορισμένες απαιτήσεις. 

Η έγκριση μιας μελέτης συνεπάγεται την υποχρεωτική παραλαβή των παραδοτέων της 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Έλεγχος μελέτης 

Η εξέταση των αποτελεσμάτων μιας μελέτης και η επιβεβαίωση ότι αυτή ικανοποιεί τις 
προκαθορισμένες απαιτήσεις της Σύμβασης. 

Ο έλεγχος μιας μελέτης πρέπει να πραγματοποιείται από : 

το κατάλληλο προσωπικό του μελετητή (εσωτερικός έλεγχος του μελετητή) 
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τον κατάλληλο φορέα έλέγχου (Ανεξάρτητος Μελετητής) εφόσον υπάρχει 
το κατάλληλο προσωπικό του Κυρίου του Έργου, προκειμένου να εγκριθεϊ η μελέτη 
Ο έλεγχος μιας μελέτης μπορεί να αψορά ατο περιεχόμενο ή / και στη μορφή των 
παραδοτέων της μελέτης. 

Επαλήθευση μελέτης 

Επαλήθευση, ύστερα από κατάλληλη εξέταση και παροχή αντικειμενικών αποδείξεων, ότι οι 
προκαθορισμένες τεχνικές απαττήσεις έχουν ικανοποιηθεί. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να 
γίνεται η επαλήθευση της μελέτης είναι; 

η εκτέλεση τμήματος ή όλων των εργασιών της μελέτης με άλλο τρόπο ή με άλλα 
μέσα ή από άλλο προσωπικό . 

■ η σύγκριση με παρόμοια μελέτη ή παρόμοιο σχεδιασμό που έχει επικυρωθεί στην 
πράξη. 

Σύμβαση Μελέτης 

Το επίσημο έγγραφο με το οποίο καθορίζονται: 

ο σκοπός της σύμβασης δηλαδή το αντικείμενο της μελέτης, 
ο τρόπος και ο τόπος προσφοράς των υπηρεσιών του μελετητή, 
οι όροι με τους οποίους ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
συμβαλλόμενων μερών. 

το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 

Με την έννοια Σύμβαση καλύπτονται όλα τα συμβατικά τεύχη που μπορεί να περιλαμβάνουν 
π.χ. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, Χρονοδιάγραμμα, κτλ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΠΜ 

Μία ενδεικτική διάρθρωση των περιεχομένων του ΠΠΜ είναι : 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ανπκείμενο του Προγράμματος Ποιότητας 

1.2. Πολιτική Ποιότητας 

1.3. Δομή Προγράμματος Ποιότητας 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1. Εργασίες και Μέσα Υποστήριξης για την Εκπόνηση της Μελέτης 

2.2. Έλεγχοι σνά Τμήματα και στο Σύνολο της Μελέτης 

2.3. Επαληθεύσεις Αποτελεσμάτων 
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2.4. Ανασκοπήσεις της Μελέτης 

2.5. Έλεγχοι και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας 

2.6. Διαχείριση των Τροποποιήσεων 

2.7. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών της Μελέτης 

2.8. Πρόοδος της Μελέτης 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1. Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράμματος Εκπόνησης της Μελέτης 

23.2. Διάγραμμα Οργανογράμματος 

3.3. Υπεργολάβσι και Εξωτερικοί Σύμβουλοι του Μελετητή. 

3.4. Εξοπλισμός (περιλαμβάνεται και το λογισμικό) 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.1. Διαχείριση Εγγράφων 

4.2. Μη Συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες 

4.3. Επιθεωρήσεις 

4.4. Ανασκοπήσεις του ΠΠΜ 

5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

5.1. Ασφάλεια και Υγεία 

5.2. Προστασία Περιβάλλοντος 

5.3. Εκπαίδευση Προσωπικού της Υπηρεσίας 

6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Όλες οι απαιτούμενες παραπομπές ή αναφορές, για όλα τα στοιχεία που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη, περιλαμβάνονται στο ΠΠΜ και κατατίθενται με μορφή 
καταλόγων. Τα στοιχεία αυτών των αναφορών πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του 
Αναδόχου Μελετητή, διαθέσιμα άμεσα, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι ξένων ψορέων. 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Στο εκτελεστικό τμήμα του ΠΠΜ περιλαμβάνονται τα προγράμματα των διαδοχικών 
ενεργειών που απαιτούνται συγκεκριμένα για κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της 
μελέτης. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ΠΠΜ, ανάλογα με την έκταση του αντικειμένου τους, 
μπορεί είτε να περιέχονται στο κύριο κείμενο του ΠΠΜ, είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως 
παραρτήματα. 

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΠΜ 

Η σύνταξη και η κατ' αρχήν έγκριση του ΠΠΜ γίνεται από το μελετητή μέσω των 
εσωτερικών του διαδικασιών. 

Στη συνέχεια το ΠΠΜ υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 

Ο έλεγχος και η έγκριση από την Υπηρεσία του Κυρίου του Έργου πρέπει να καλΰψουν σε 
λεπτομέρεια όλο τα θέματα των περιεχομένων του ΠΠΜ. 

Για τη διευκόλυνση και την υποβοήθηση των Υπηρεσιών που θα ελέγχουν και θα εγκρίνουν 
τα ΠΠΜ επισυνάπτεται στις παρούσες οδηγίες ένα έντυπο υπόδειγμα <Έλεγχος Πληρότητας 
ΠΠΜ> το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οδηγιών. Αυτό το έντυπο θα 
συμπληρώνεται από τις Υπηρεσίες για κάθε ΠΠΜ που υποβάλλεται σ' αυτές και θα 
παραμένει στα αρχεία τους. 

Μετά τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου η Υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως στο 
μελετητή την έγκριση του ΠΠΜ, ή επιστρέφει αυτό στο μελετητή για συμπλήρωση / 
διόρθωση και επανυποβολή. 
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ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΚΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠΜ) 

ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ 

Περιεχόμενα - Έλεγχος πληρότητας ΠΠΜ 

Πίνακας 1: Περιεχόμενα Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης - Έλεγχος πληρότητας 



# 1 Περιεχόμενα ΠΠΜ 


1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 


Ναι ΐΌχι ΙΔ/Ε* | Παρατηρήσεις 


Εφαρμόζεται 


1.1. Αντικ&μενο του Προγράμματος Ποιότητας 


Αναφέρεται ο τίτλος της Σύμβασης 
Ανάθεσης της Μελέτης και πρέπει να 
περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής 


(1) ο σκοπός της προς εκπόνηση μελέτης □ 
συνοπτικά 


(2) τα στάδια ή / και οι φάσεις τη μελέτης □ 


(3) οι εργασίες που προβλέπονται ανά 
στάδιο ή / και φάση της μελέτης 


(4) η διευκρίνιση όλων των απαιτήσεων 
που προβλέπονται στη Σύμβαση για την 
εκπόνηση της μελέτης 


(5) τα παραδοτέα της μελέτης 


(6) ο αριθμός των αντιγράφων σε κάθε α 
υποβολή 


(7) ο τελικός αριθμός αντιγράφων που ο 
υποβάλλονται σε χαρτί 

(8) το μέσο επί του οποίου θα γίνονται οι □ 
ενδιάμεσες υποβολές και τα πρωτότυπα 
τεύχη και σχέδια (διαφανή, άδετες 
σελίδες σε χαρτί, ψηφιακή μορφή, κτλ.) 
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1.2. Πολιτική Ποιότητας 


α. Διατυπώνεται δήλωση δέσμευσης του □ 
Ανάδοχου Μελετητή για την τήρηση 
γενικής πολιτικής διαχείρισης της 
ποιότητας κατά την εισιόνηση της 
μελέτης. Η διατύπωση γίνεται με απλά 
λόγια προκειμένου να κατανοαται από 
την ομάδα εργασίας, αλλά και τους 
άλλους εμπλεκόμενους. Στόχος της 
δήλωσης αναι να δημιουργούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για τον αυτοσεβασμό των 
μελών της Ομάδας Μελέτης στο έργο 
τους, αλλά και ο σεβασμός των τρίτων 
προς το έργο της Ομάδας Μελέτης. 


β. Καταγράφονται κατά σειρά ισχύος όλα π 
τα επίσημα έγγραφα που θα 
χρησιμοποιηθούν αμέσως ή εμμέσως για 
την εκπόνηση της μελέτης 


γ. Επιπλέον εφόσον κρίνεται ότι θα □ 
πρέπει να διατυπωθούν - σχεδισσμού νέα 
πρότυπα (π.χ. πρότυπα κατασκευής, 
τυπικά έργα, παραδοχές υπολογισμού 
κτλ.), αυτά δηλώνονται και δικαιολογείται 
η ανάγκη. 

δ. Αναφέρονται οι όροι με τους οποίους □ 


ενσωματώνονται 


τυχόν 


τροποποιήσεις που θα προκύψουν στη 
διάρκεια εκπόνησης της μελέτης 


ε. Αναφέρεται ο τρόπο που θα □ 
αντιμετωπίζονται οι τυχόν εναλλακτικές 
λύσεις με τις οποίες επιτυγχάνονται οι 
σκοποί της μελέτης. 


1.3. Δομή Προγράμματος Ποιότητας 
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Κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της 
μελέτης αναλύεται σε επιμέρους 

προγράμματα ενεργειών σύμφωνα με τη 
Σύμβαση και τις ισχύουσες (ή μετά από □ 
πρόταση του Αναδόχου Μελετητή 

αποδεκτές από την Υπηρεσία) Οδηγίες ή / 
και προδιαγραφές μελετών που αφορούν 
στη μελέτη του έργου. 

Εφόσον ο Ανάδοχος μελετητής διατηρΘ 
δικό του σύστημα ποιότητας (ΣΠ) τότε το 
ΠΠΜ μπορεί να παραπέμπει στις σχετικές 
έγγραφες διαδικασίες ή οδηγίες εκείνων 
των μερών του ΣΠ που καλύπτουν τις 
ανάγκες της μελέτης του έργου. 


2. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 


2.1. Μεθοδολογία Εργασιών Εκπόνησης της Μελέτης 


α. Περιγράφεται συνοπτικά η 
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην 
εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τα 
επσάγματα της Σύμβασης 


β. Δηλώνονται και περιγράφονται όλα τα 
μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκπόνηση της μελέτης: 


(1) Ο εξοπλισμός συνοπτικά (για τις □ 
λεπτομέρειες γίνεται παραπομπή στην 
παρ, 3.4) 


(2) Το λογισμικό συνοπτικά (για τις □ □ 

λεπτομέρειες γίνεται παραπομπή στην 

παρ. 3.4) 

(3) Το ανθρώπινο δυναμικό της Ομάδας α □ 
Μελέτης με αναλυτικά στοιχεία όπως οι 
θέσεις στο έργο, τα ονόματα, οι 
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θδικότητες, η εμπειρία (βιογραφικά 
σημειώματα) 


(4) Οι υπεργολάβοι, οι εξωτερικοί 
σύμβουλοι (δίνονται αναλυτικά στοιχεία 
παρουσίασης) με αναφορά στα 
συγκεκριμένα μέρη της μελέτης που αυτοί 
θα αναλάβουν. 


γ. Περιγράφεται ο τρόπος της τυχόν □ 
ειδικής εκπαίδευσης που απαιτείται για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών 
της μελέτης (π.χ. για την εκτέλεση 
κυκλοφοριακών μετρήσεων, ερευνών 
προέλευσης - προορισμού και 
δεδηλωμένης προτίμησης απαιτείται 
εκπαίδευση προσωρινού βοηθητικού 
προσωπικού) 


δ. Αναφέρονται οι διαδικασίες που θα □ 
ακολουθηθούν για τυχόν εγκρίσεις ή 
παροχή στοιχείων από τρίτους ψορεϊς που 
θα χρειαστούν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της μελέτης (π.χ. στην 


περίπτωση 


αεροφωτογραφησεων 


απαιτείται έγκριση της ΓΎΣ, στην 
περίπτωση εμπλοκής του έργου της 
μελέτης με περιοχές αρχαιολογικού 
ενδιαφέρονται απαιτείται συλλογή 
στοιχείων από αρμόδιο αρχαιολογική 
εφορεία κτλ.) 


ε. Δηλώνονται τα βασικά κριτήρια με το □ 
οποία ελέγχεται η ικανοποίηση του 
σκοπού της μελέτης 


στ. Καταγράφονται οι παραδοχές που θα ο 
εφαρμοσθούν σε κάθε επιμέρους τμήμα 
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της μελέτης 


ζ. Περιγράφεται ο τρόπος που θα □ 
αντιμετωπισθεΐ η περίπτωση έκδοσης 
νέων ή αναμενόμενων προδιαγραφών , 
κανονισμών, κωδίκων (π.χ. η 
αντικατάσταση του ΚΤΣ 97 με το ΕΝ 206) 


η. Δίνεται το γενικό διάγραμμα ροής των □ 
εργασιών της μελέτης, με ανάλυση σε 
επιμέρους υποομάδες εργασιών και η 
διασύνδεσή τους 


' 2.2. Έλεγχοι ανά Τμήματα και στο Σύνολο της Μελέτης 


α. Καθορίζονται τα σημεία στα οποία □ 
εκτελούνται οι έλεγχοι των τμημάτων και 
του συνόλου της μελέτης, καθώς και κατά 
στάδια και φάσεις της εκπόνησης της 
μελέτης. 


β. Δίνεται η περιγραφή του αντικειμένου □ 
των ελέγχων, περιλαμβάνεται και 
καθορισμός : βαθμού α^οπιστίας, ανοχών 
ακρίβειας, πληρότητας ως προς τις 
απαιτήσεις της μελέτης με βάση τις 
εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές και 
Οδηγίες για κάθε διακριτό μέρος της 
μελέτης π.χ. υπολογισμοί, σχέδια, 
εργαστηριακές δοκιμές, μορφή και 
οργάνωση των παραδοτέων. 


γ. Ορίζονται οι υπεύθυνοι (εσωτερικοί 
συνεργάτες ή / και εξωτερικός φορέας) 
διενέργειας των ελέγχων και 
περιγράφεται η έκταση της αρμοδιότητας 
/ δικαιοδοσίας του καθενός, για κάθε 
υποομάδα μελέτης και για τη συνολική 
μελέτη ανάλογα με τη γενική ταξινόμηση 
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των ελέγχων. 


(1) Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις 
διεπιφάνειες από και προς τις υποομάδες 
της Ομάδας Μελέτης (π.χ· από την 
υποομάδα τοπογραφικών προς την 
υποομάδα έργων πολιτικού μηχανικού) 


(2) Έλεγχοι και υπεύθυνοι σης □ 

διεπιφάνειες από και προς τους 

Υπεργολάβους 


(3) Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις □ 
διεπιφάνειες από και προς την Υπηρεσία 


2.3. Επαληθεύσεις Αποτελεσμάτων 


Οι επαληθεύσεις αφορούν στο 

περιεχόμενο της μελέτης, διενεργούνται 
οπωσδήποτε πριν να παραχθούν τα 
παραδοτέα, αλλά και πριν να 

χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία 
προηγούμενου σταδίου ή φάσης της 
μελέτης στο επόμενο στάδιο ή φάση 
αυτής. Για την υλοποίηση των 

επαληθεύσεων καθορίζονται : 


α. Τα αντικείμενα των επαληθεύσεων π.χ. π 
επανάληψη στατικής επίλυσης τεχνικού 
έργου 


β. Τα σημεία εκτέλεσης των □ 
επαληθεύσεων στην διάρκεια εκπόνησης 
της μελέτης 


γ, Ο τρόπος διεξαγωγής των □ 
επαληθεύσεων (καθορίζονται όλοι οι 
εναλλακτικοί τρόποι , π.χ. επαλήθευση 
υπολογισμών με άλλο λογισμικό, 
επαλήθευση αποτελεσμάτων 

εργαστηριακών δοκιμών σε άλλο 
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εργαστήριο, σύγκριση με παρόμοιο 
σχεδιασμό που έχα επικυρωθεί στην 
πράξη κ,τ.λ.) 

δ. Οι συνεργάτες του Αναδόχου Μελετητή 
που θα εκτελούν τις επαληθεύσεις 


τις επαΜιθεώσεις 


στ. Οι επαληθεύσεις σης οποίες μπορεί ή 
/ και πρέπει να συμμετέχει η Υπηρεσία 


2.4. Ανασκοπήσεις της Μελετης 


Οι ανασκοπήσεις της μελέτης έχουν 
σκοπό την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, την επίλυση 
προβλημάτων και την διατύπωση 
κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη 
Σύμβαση. Πα την υλοποίηση των 
ανασκοπήσεων καθορίζονται: 


α. Τα κρίσιμα στάδια και φάσεις της 
μελέτης που θα γίνονται συναντήσεις για 
ανασκόπηση προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται ότι: 


(1) Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τον □ 
ενδεδειγμένο τρόπο και έχουν 
ικανοποιηθεί τα κριτήρια αποδοχής τους 


(2) Όλες οι συμβατικές απαιτήσεις, καθώς □ 
και εκείνες που έχουν τεθεί εσωτερικά 
από την ομάδα μελέτης, οι κανονισμοί, οι 
κώδικες, τα πρότυπα και οι 
προδιαγραφές, που έχουν εφαρμογή στη 
μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη 

(3) Στα αρχικά δεδομένα έχουν γίνει οι 
αλλαγές που καθορίστηκαν με απαίτηση 



□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

π 
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είτε της Υπηρεσίας είτε του Αναδόχου 
Μελετητή. 


(4) Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν □ 
είναι οι σωστές και συμβατές μεταξύ τους 
και όλες οι πληροφορίες προέρχονται από 
αξιόπιστες πηγές 


(5) Τα προτεινόμενα υλικά είναι □ 
δοκιμασμένα και αξιόπιστα σύμφωνα με 
συγκεκριμένη τεκμηρίωση 


(6) Το αποτέλεσμα της μελέτης είναι □ 
υλοποιήσιμο σε πραγματικές συνθήκες 
(κατσκευασιμότητα) και όλες οι 
παράμετροι για τον κύκλο ζωής του 
έργου έχουν ληφθεΐ υπόψη 
(συντηρησιμότητα) 


(7) Τα θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας □ 
και υγείας των χρηστών του έργου στο 
οποίο αφορά η μελέτη, καθώς και του 
προσωπικού που θα το κατασκευάσει, 
έχουν ληφθεΐ υπόψη με την πρέπουσα 
σημασία 


(8) Τα σχέδια και το σύνολο των □ 
παραδοτέων συμβαδίζουν με τις 
πρακτικές που εφαρμόζει ο Ανάδοχος 
Μελετητής, ή / και τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας και όλα αυτά συσχετίζονται με 
το σωστό τρόπο μεταξύ τους 


(9) Τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων 
(εφόσον αυτές έχουν προηγηθεί) 
παρουσιάζονται και εξετάζονται κατά τις 
ανασκοπήσεις 


β. Οι συμμετέχοντες(προσωπικό του □ 
Αναδόχου Μελετητή, υπεργολάβοι, 
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εκπρόσωποι της Υπηρεσίας) 


γ. Ο τρόπος και η μορφή τήρησης (να 
επισυνάπτεται τυπικό έντυπο) και 
επικύρωσης των πρακτικών κατά τις 
συναντήσεις 


2.5. Έλεγχοι και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας 


Οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις εκ μέρους της 
Υπηρεσίας μπορεί να αφορούν σε κάθε 
στάδιο και φάση της μελέτης. ΓΓ αυτό 
καθορίζονται: 


α. Τα σημεία των ελέγχων και εγκρίσεων □ 


β. Οι αρμόδιοι για τους ελέγχους και τις □ 




I 


εγκρίσεις 


γ. Οι σχετικές ενέργειες ώστε να 
παγιοποιούνται τα ενδιάμεσα 
αποτελέσματα και να αποτελούν 
αποδεκτά δεδομένα εισόδου για τα 
επόμενα στάδια και φάσεις της μελέτης 
με διαδικασίες που καλύπτουν: 


(1) Την κατ’ αρχήν αποδοχή των □ 
προτάσεων του Αναδόχου Μελετητή, που 
αποκτάται με την τήρηση επίσημων 
πρακπκών 


(2) Την προέγκριση (έγγραφη αποδοχή) □ 
ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της μελέτης 


(3) Την επίσημη έγκριση ενδιαμέσων □ 
σταδίων και φάσεων της μελέτης 

(4) Τμηματικές παραλαβές της μελέτης η 


2.6. Διαχείριση Τροποποιήσεων 


Ο τρόπος διαχείρισης των τροποποιήσεων 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, 
αλλά και κατά τη διάρκεια της φάσης 
κατασκευής του έργου, ανάλογα με την 
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προέλευση τους απαιτεί τον καθορισμό 
του είδους των τροποποιήσεων που είναι 


I 

I 


α. Οι επιβαλλόμενες από την Υπηρεσία 


β. Οι επιβαλλόμενες από τον Ανάδοχο □ 
Μελετητή 


γ. Οι επιβαλλόμενες σε προηγούμενο □ 
π^αιωμένο στάδιο ή φάση της μελέτης 


δ. Εκείνες που προβλέπεται ότι μπορεί να □ 
συμβούν κατά τη διάρκεια της φάσης 
κατασκευής του έργου 


2.7, Χρονοδιάγραμμα Εργασιών της Μελέτης 


Στα πλαίσια του γενικού 
χρονοδιαγράμματος καθορίζεται η 
αντιστοιχία όλων των επιμέρους εργασιών 
με χρονικές διάρκειες σύμφωνα με τη 
σύμβαση και παρουσιάζονται με 
σαφήνεια: 


α. Η διασύνδεση και η αλληλουχία των □ 
επιμέρους εργασιών ή / και τμημάτων της 
μελέτης όπου αυτή απαιτείται 


β. Η αντιστοιχία των δραστηριοτήτων του □ 
χρονοδιαγράμματος με τις απαιτούμενες 
ενέργειες (βλ, παρ. 9). 


2.8. Πρόοδος της Μελέτης 


Διατυπώνεται ο τρόπος παρακολούθησης 
της προόδου της μελέτης και 
επισυνάπτονται τυπικά έντυπα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της 
προόδου και καθορίζονται : 


α. Τα περιεχόμενα των εκθέσεων ο 
προόδου 

β, Η συχνότητα υποβολής των εκθέσεων ^ 



I 


□ 

□ 

α 

σ 

α 

σ 

α 

α 
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I 


προόδου 


γ. Ο αρμόδιος υπεύθυνος σύνταξης □ 
εκθέσεων προόδου 


δ. Οι υποχρεώσεις των επικεφαλής □ 
υποομάδων μελέτης για την παροχή όλων 
των στοιχείων που προσδιορίζουν την 
πρόοδο 


3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 


3.1. Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράμματος Εκπόνησης της Μελέτης 


Περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική 
δομή της Ομάδας Μελέτης με παράθεση 
των απαιτούμενων επεξηγήσεων ως προς 
τις βαθμίδες αρμοδιοτήτων των μελών. 
Δηλαδή παρουσιάζεται η κατάταξη της 
στελέχωσης της ομάδας για κάθε στάδιο 
και φάση της μελέτης σνά κατηγορία 
επιμέρους μελετών, οι θέσεις των 
υπευθύνων (αναγράφονται και τα 
ονόματα) για κάθε υποομάδα ή / και 
ειδικότητα, ανάλογο με την κατηγορία 
της μελέτης (π.χ. για τις κατηγορίες 
μελετών πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, 
τοπογραφικών, συγκοινωνιακών, 

στατικών, υδραυλικών, γεωλογικών, 
γεωτεχνικών, λιμενικών, περιβαλλοντικών 
κτλ.), οι εσωτερικοί ελεγκτές της μελέτης, 
οι εξωτερικοί σύμβουλοι Η αναλυτική 
περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από 
έντυπα του ΠΠΜ τα οποία υποδεικνύουν 
τους υπεύθυνους με σαφείς αρμοδιότητες 
χωρίς αλληλοκάλυψη και χωρίς να 
συσσωρεΰοντοι πολλαπλές αρμοδιότητες 
σε ένα πρόσωπο, για τις ακόλουθες 
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κατηγορίες: 

α. Γενικός συντονισμός της Ομάδας 
Μελέτης και των υπεργολάβων καθώς και 
των εξωτερικών συμβούλων 


β. Παρακολούθηση της προόδου της □ 
μελέτης 


γ. Διασυνδέσεις με τους εμπλεκόμενους □ 
φορείς 


δ. Έλεγχος των εργασιών των α 

υπεργολάβων και των εξωτερικών 

συμβούλων 


ε. Τήρηση των αρχείων 


στ, Έγκριση αποκλίσεων από τις □ 
εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές και 
Οδηγίες 


ζ. Παρακολούθηση της διακίνησης και της □ 
κατάστασης των παραδοτέων, καθώς και 
κεντρικός συντονισμός για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
ενημέρωση του αρχείου 


ή. Ενέργειες για την τυχόν απαιτούμενη 
εκπαίδευση του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί για την εκπόνησή της 
μελέτης 


3.2. Διάγραμμα Οργανογράμματος 


Παρουσιάζεται σε διαγραμματική μορφή □ 
το αναλυτικό οργανόγραμμα εκπόνησης 


I 


ο □ 




□ □ 


ο □ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 



θ. Διαδικασίες για την επικοινωνία μεταξύ 
των συνεργαζόμενων Γραφείων Μελετών 
(Συμπραττόντων ή Κοινοπρακτουντων 

εφόσον υπάρχουν) 

□ 

α 

□ 

1 . Επικοινωνία με την Υπηρεσία (με 
ορισμό ενός μοναδικού αρμόδιου) 

□ 

□ 

□ 
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της μελέτης ΤΟ οποίο πρέπει να εμπεριέχει 
την απεικόνιση για : 


ά. Τις κύριες λειτουργίες 


β. Τις θέσεις που καθορίζονται ρητά στη □ 
σύμβαση ανάθεσης μελέτης 


γ. Τις θέσεις των εσωτερικών ελεγκτών 
της μελέτης εφόσον προβλέπεται κάτι 
τέτοιο στη σύμβαση ανάθεσης της 
μελέτης των εξωτερικών ελεγκτών. 


δ. Τον τρόπο διασύνδεσης των □ 
Συμπραττόντων ή Κοινοπρακτουντων 
Γραφείων Μελετών, εφόσον ο Ανάδοχος 
Μελετητής αποτελάται από περισσότερες 
της μιας οντότητες 


3.3. Υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύμβουλοι 


α. Αναφέρονται όλοι οι εγκεκριμένοι από π 
τον Ανάδοχο Μελετητή, ή / και την 
Υπηρεσία (εφόσον αυτό προβλέπεται από 
τη σύμβαση) υπεργολάβοι και εξωτερικοί 
σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στην 
εκπόνηση της μελέτης 


β. Περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης □ 
και επιλογής των υπεργολάβων και 
εξωτερικών συμβούλων, την οποία θα 
ακολουθεί ο Ανάδοχος Μελετητής 


γ. Διατυπώνονται τα κριτήρια (π.χ. ο □ 
διαθέσιμος εξοπλισμός, το σχετικό 
λογισμικό κτλ) που θα λαμβάνονται 
υπόψη, για την αξιολόγηση των 
υπεργολάβων και εξωτερικών 
συμβούλων, είτε άμεσα, είτε με 
παραπομπή σε διαδικασία του 
συστήματος ποιότητας του Αναδόχου 
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Μελετητή. 


δ. Με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης ο 
των προβλεπόμενων από την έγγραφη 
Σύμβαση Συνεργασίας (δηλαδή την καλή 
εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση 
των συμβσπκών απαιτήσεων), 
περιγράφονται οι επιθεωρήσεις που θα 
γίνονται στους υπεργολάβους και στους 
εξωτερικούς σύμβουλους από αρμόδια 
στελέχη του Αναδόχου Μελετητή ή / και 
από την Υπηρεσία εφόσον το τελευταίο 
προβλέπεται από τη Σύμβαση Ανάθεσης 
της μελέτης 

3.4. Εξοπλισμός (περιλαμβάνεται και το λογισμικό) 


Περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ο 
εξοπλισμός (γραφείου και πεδίου ή και 
εργαστηρίων δοκιμών όπου τέτοιος 
απαιτείται) και το λογισμικό, που θα 
χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της| 
μελέτης και περιλαμβάνονται: , 


α. Κατάλογοι στους οποίους εμφανίζεται η 
ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του 
εξοπλισμού και του λογισμικού : 


(1) Του Αναδόχου Μελετητή 


(2) των υπεργολάβων □ 


(3) της Υπηρεσίας (που ενδεχομένακ; α 

διατίθενται στον Ανάδοχο Μελετητή) 

—^ . - _ 


β. Οι διαδικασίες συντήρησης και 
διακρίβωσης του εξοπλισμού π.χ. των 
τοπογραφικών οργάνων και επαλήθευσης 
του λογισμικού 


γ. Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 
θα πραγματοποιείται η παραλαβή και ο 

















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2057 


έλεγχος του εξοπλισμού που θα 
πρ{χ^ηθει^^ε^ για τη συγκεκριμένη μελέτη, 
είτε άμεσα είτε με παραπομπή σε 
αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος 
ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή. Η 
περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από 
έντυπες οδηγίες παραλαβής και ελέγχου 
της πληρότητας και καλής λειτουργίας 
του εξοπλισμού (τυπική μορφή 
πρωτοκόλλου παραλαβής και κατάλογοι 
ελέγχων). 


δ. Οι διαδικασίες εγκρίσεων του α 
εξοπλισμού εκ μέρους της Υπηρεσίας 
εφόσον αυτό απαιτείται 


4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 


4.1. Διαχείριση Εγγράφων 


Στη διαχείριση εγγράφων 

περιλαμβάνονται η διαμόρφωση των 
εξώφυλλων του τεύχους του ΠΠΜ και 
των τευχών και σχεδίων της μελέτης των 
ειδικών φύλλων για την κατάσταση 
αναθεωρήσεων του ΠΠΜ, των δελτίων 
ελέγχου παραδοτέων, οι επκέτες που 
χρησιμοποιούνται για την αναγραφή των 
στοιχείων ταυτότητας π.χ. I 
φωτογραφικών φιλμ, δειγμάτων από 
γεώτρηση κτλ. Σχετικά στο έντυπο ΠΠΜ 
προβλέπονται τα εξής ; 


ο. Αναγραφή του ονόματος των α 
υπεύθυνων σύνταξης του ΠΠΜ και τους 
εγκρίναντος εκπρόσωπου του Αναδόχου 
Μελετητή και αντίστοιχες θέσεις 
υπογραφών 
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β. Θέση για το όνομα και την υπογραφή □ 
του εγκρΐνοντος εκ μέρους της Υπηρεσίας 
ο οποίος έχει κάνει το σχετικό έλεγχο 
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες 


γ. Ειδικό φύλλο όπου αναγράφονται οι □ 
τυχόν αναθεωρήσεις του ΠΠΜ με την 
αντίστοιχη σύντομη αιτιολογία, καθώς και 
η ημερομηνία έναρξης ισχύος και σε κάθε 
αναθεώρηση 


δ. Περιγραφή του τρόπου διανομής του □ 
ΠΠΜ στους αποδέκτες και για τον τρόπο 
αναθεώρησης (διαδικασία αναθεώρησης, 
αλλαγής σελίδων, ή τμημάτων, ή του 
συνόλου του ΠΠΜ, 


ε. ’ Προτυποποίηση της μορφής και των 
περιεχομένων των εγγράφων καθώς και 
του τρόπου κωδικοποίησης τους ώστε να 
διασφαλίί^αι η ιχνηλασιμότητα τους και 
να διευκολύνεται η αναγνώριση της 
προέλευσης τους. 


(1) των τευχών και σχεδίων της μελέτης^ α 

(2) των ψηφιακών αρχείων 


(3) των εγγράφων π 


(4) των εντύπων που ενσωματώνονται □ 
στο ΠΠΜ για νσ χρησιμοποιηθούν κατά 
την εκπόνηση της μελέτης (πρότυπα 
έντυπα πρακτικών συναντήσεων, 
διαδικασιών, οδηγιών, δελτίων ελέγχου 
παραδοτέων κτλ,). 
στ. Καταγραφή σε συγκεκριμένο πίνακα □ 
όλων των εντύπων , π.χ. καρνέ 
τοπογραφικών εργασιών, απογραφικά 
δελτία και ερωτηματολόγια 
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κυκΑοφοριακών ερευνών, κτλ. 


ζ. Προσχεδίασμένες ετικέτες που θα □ 
συνοδεύουν, π.χ. φιλμ, δείγματα 
γεωλογικών / γεωτεχνικών ερευνών κτλ. 


η. Περιγραφή των εντύπων που τυχόν θα □ 
παραδίνονται από την Υπηρεσία στον 
Ανάδοχο Μελετητή 


θ. Αρχειοθέτηση (περιγράψεται ο τρόπος α 
καταχώρησης σε αρχεία) των εγγρόφων 
και εντύπων με διασφάλιση της 
δυνατότητας εύκολης αναζήτησης των 
περιεχομένων πληροφοριών 


I. Καθορισμός της δικαιοδοσίας ο 
πρόσβασης των αρχείων 


ια. Οδηγίες για τη σύνταξη εγγράφων □ □ π 

κτλ. και σε δεύτερη γλώσσα εκτός της 
Ελληνικής εφόσον αυτό απαιτείται 
4.2. Μη συμμορφώσεις - διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 


ιΟι μη συμμορφώσεις μπορεί να αφορούν 
στη μη τήρηση διαδικασιών κατά την 
, εκπόνηση της μελέτης, ή μη επίτευξη των 
στόχων της μελέτης. Μη συμμορφώσεις 
μπορεί να εμφανίζονται σε εργασίες : 

ί 

- που εκτελούνται από τον Ανόδοχο 
Μελετητή 

που εκτελούνται από τους 
υπεργολάβους και εξωτερικούς 
σύμβουλους 

- που παραδίνονται έτοιμες από την 
Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή π.χ, 
τοπογραφικές αποτυπώσεις γεωλογικές / 
γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες | 
κυκλοφοριακές μετρήσεις κτλ. Στο ι 
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σχετικό έντυπο προβλέπονται τα εξής : 


α. Περιγράφεται (είτε απευθείας, είτε με □ 
παραπομπή σε αντίοτοιχη διαδικασία του 
συστήματος ποιότητας του Αναδόχου 
Μελετητή όταν υπάρχει τέτοιο) ο τρόπος 
διαχείρισης των μη συμμορφώσεων, που 
αυτές θα εντοπίζονται κατά την εκπόνηση 
της μελέτης καθώς και ο τρόπος λήψης 
των απαραιτήτων μέτρων προκειμένου να 
διορθωθούν ή και να προληψθεί η 
επανεμφάνισή τους. 


β. Περιγράφεται η διαδικασία □ 
παρακολούθησης και επαλήθευσης των 
διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών 
και καθορίζονται οι αντίστοιχοι αρμόδιοι 
για τις σχεπκές ενέργειες 


4.3. Επιθεωρήσεις 


Οι επιθεωρήσεις αφορούν στην τήρηση 
των προκαθορισμένων διαδικασιών κατά 
την εκπόνηση της μελέτης, ενώ δεν 
αφορούν στο περιεχόμενο της μελέτης. Ο 
τρόπος υλοποίησης των επιθεωρήσεων 
περιγράφεται στο ΠΠΜ ή γίνεται 
παραπομπή, (με επισύναψη της 
ανπστοιχης διαδικασίας) από το σύστημα 
ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή, όταν 
αυτό υπάρχει. Αυτές εκτελούνται κατά 
την εξέλιξη των εργασιών από κατάλληλα 
στελέχη και προκαθορίζονται σε 
συνδυασμό με τα ενδεχομένως 
προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Ανάθεσης 
της μελέτης. 

α. Οι επιθεωρητές από στελέχη του □ 
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I 


Αναδόχου Μελετητή 


β. Οι επιθεωρητές από εξωτερικούς π 


φορείς 


γ. Οι επιθεωρητές που ορίζει η Υπηρεσία | □ 


4.4. Ανασκοπήσεις του ΠΠΜ 


Περιγρόφεται ο τρόπος που θα □ 
ενεργοΰνται ανασκοπήσεις μετά από 
συγκέντρωση διάφορων στοιχείων κατά 
την πορεία της μελέτης (από δελτία 
ελέγχων, επιθεωρήσεις , παράπονα της 
Υπηρεσίας κ.τ.λ.). Ο τρόπος υλοποίησης 
των ανασκοπήσεων περιγράφεται, είτε 
στο ΠΠΜ είτε γίνεται παραπομπή στο 
σύστημα ποιότητας του Αναδόχου 
Μελετητή (αν υπάρχει), και καθορίζονται 


α. Τα τακτικά και έκτακτα σημεία □ 
διεξαγωγής ανασκοπήσεων 


β. Οι συμμετέχοντες σε κάθε περίπτωση □ 
στις ανασκοπήσεις 


γ. Τα σημεία ανασκοπήσεων στα οποία □ 
μπορεί ή / και πρέπει να συμμετέχει η 
υπηρεσία 


5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 


Περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης και 
οι αντίστοιχες ενέργειες για θέματα που 
δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα. 
Στα άλλα θέματα μπορεί να 
περιλαμβάνονται; 


α. Τα μέτρα ασφάλειας και υγείας για το □ 
προσωπικό του Αναδόχου Μελετητή ή 
του υπεργολάβου στην περίπτωση που 
περιλαμβάνονται εργασίες πεδίου 


β. Το ΣΑΥ και ΦΑΥ που πρέπει να □ 
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συντάξει ο Ανσδοχος Μελετητής με το 
συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά 
την εκπόνηση της μελέτης 


γ. Τα μέτρα προστασίας του □ 

περιβάλλοντος από δραστηριότητες του 
Αναδόχου Μελετητή κατά την εκτέλεση 
εργασιών πεδίου π.χ, κατά τη διάνοιξη 
προσπέλασης των θέσεων γεωτρήσεων 
από τα γεωτρύπανα απαιτείται λήψη 
μέτρων έναντι πρόκλησης βλάβης του 
ριζικού συστήματος μεγάλων δέντρων, 
κατολισθήσεων , κτλ. 


δ. Η υποχρέωση του Αναδόχου Μελετητή □ 
να εκπαιδεύσει προσωπικό της Υπηρεσίας 
εφόσον προβλέπεται από τη Σύμβαση 
ανάθεσης της μελέτης 


6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 


Όλες οι απαιτοϋμενες παραπομπές ή 
αναφορές, που χρειάζεται να γίνονται σε 
σχέση με τη μελέτη, περιλαμβάνονται στο 
ΠΠΜ κοι κατατίθενται με μορφή 
καταλόγων. Τα στοιχεία αυτών των 
αναφορών πρέπει να βρίσκονται στο 
γραφείο του Αναδόχου Μελετητή, 
διαθέσιμα άμεσα, ιδιαίτερα όταν αυτά 
είναι ξένων φορέων. Τέτοια στοιχεία είναι 


α. Οι ισχύουσες εκδόσεις σχεδίων που θα □ 
χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα κατά την 
εκπόνηση της μελέτης 


β. Τα πρότυπα, οι κανονισμοί, τεχνικές π 
προδιαγραφές και οδηγίες για την 
εκπόνσηη μελετών 
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γ. Τα πρότυπα, οι κανονισμοί, τεχνικές 
προδιαγραφές και οδηγίες για την 
κατασκευή του έργου 


δ. Οι έγγραφες διαδικασίες που 
περιγράφουν τον τρόπο υλοποίησης 
διαφόρων απαραίτητων λειτουργιών για 
την εκπόνηση της μελέτης 


ε. Οι έγγραφες οδηγίες που υποδεικνύουν ρ 
ης λεπτομέρειες διαφόρων εργασιών οι 
οποίες χρειάζονται για την εκπόνηση της 
μελέτης 


στ. Οι διαδικασίες του συστήματος □ 
ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή 
(εφόσον τέτοιο υπάρχει) στις οποίες 
γίνεται παραπομπή από το ΠΠΜ της 
μελέτης 


7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 


Στο εκτελεστικό τμήματα ου ΠΠΜ 
περιλαμβάνονται τα προγράμματα των 
διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται 
συγκεκριμένα για κάθε τμήμα ή 
λειτουργική ενότητα της μελέτης. Στα 
προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνονται 


α. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων στα □ 
σταδία και φάσεις εκπόνησης κάθε 
τμήματος ή λειτουργικής ενότητας της 
μελέτης 


β. Τα κρίσιμα σημεία (σημεία στάσης) στα □ 
οποία απαιτείται η αποδοχή ή έγκριση 
πριν από τη συνέχιση των εργασιών 


γ. Τα έγγραφα αναφοράς που πρέπει να □ 
εφαρμόζονται π.χ. οδηγίες, 
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I 


προδιαγραφές, πρότυπα και συμβατικές 
απαπήσεις 


5. Η περιγραφή των ενεργαών (π.χ. οι □ 
έλεγχοι που θα γίνονται και η συνοπτική 
παράθεση των αντίστοιχων απαιτήσεων 
και των κριτηρίων αποδοχής) για τις 
δραστηριότητες σε κάθε στάδιο ή /'και 
φάση της μελέτης με όσες λεπτομέρειες 
χρειάζονται 


ε. Τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται □ 
π.χ. κατάλογοι ελέγχων, παραδοτέων της 
μελέτης κ.τλ. 


στ. Οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε φάση □ 
και δραστηριότητα (μελετητής, 
υπεργολάβοι, εξωτερικοί σύμβουλοι, 
Υπηρεσία, τρίτοι) καθώς και τσ αρμόδια 
πρόσωπα σε κάθε περίπτωση (π.χ. οι 
αρμόδιοι κατά ειδικότητα, αρχιτέκτονας, 
στατικός, συγκοινωνιολόγος, υδραυλικός 
κτλ.) 


8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΠΜ 


Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο 
ΠΠΜ, ανάλογα με την έκταση του 
αντικειμένου τους μπορεί είτε να 
περι^ονται στο κύριο κείμενο του ΠΠΜ, 
είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως 
παράρτημα και τα οποία μπορεί να είναι : 


α. Η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης π 


β. Το χρονοδιάγραμμα 


γ. ΤΟ οργανόγραμμα που εμπεριέχει και α 
τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας 
μελέτης 


δ. Οι κατάλογοι εξοπλισμού 
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ε. Οι διαδικασίες του συστήαμτος 
ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή που 
έχουν εφαρμογή 

□ 

□ 

α 

στ. Οι χρησιμοποιούμενες οδηγίες 

□ 

□ 

□ 

ζ. Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν 

□ 

□ 

□ 

η. Τα σχέδια, τα πρότυπα, οι κανονισμοί, 
οι προδιαγραφές κτλ. που θα 
χρησιμοποιηθούν 

□ 

□ 

□ 


9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 


91. Γενικό Συμπέρασμα για την Επάρκεια του ΠΠΜ 


Το ΠΠΜ πρέπει να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις που περιγράφονται στα 
προηγούμενα και όπου αυτό δε συμβαίνει 
πρέπει; 


α. να υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση π 
στη στήλη των παρατηρήσεων ή σε 
πρόσθετες σελίδες και 


β. να δηλώνεται στην έγκριση του Ππμ □ 
ότι αυτή η αιτιολόγηση είναι αποδεκτή 
από την υπηρεσία 


9.2. Συσχέτιση ΠΠΜ με Συμβατικές Απαιτήσεις 


Ο ανάδοχος μελετητής πρέπει να α 
καταγράψει αναλυτικά άλες τις απαιτήσεις 
των συμβατικών τευχών (ανά τεύχος, 
άρθρο και παράγραφο) με τη μορφή 
πίνακα που θα συνοδεύει το ΠΠΜ ή θα 
περιλαμβάνεται σε αυτό ως παράρτημα. 
Στον πίνακα θα δηλώνονται τα αντίστοιχα 
σημεία του Ππμ στα οποία οι απαιτήσεις 
αυτές περιγράφονται, ώστε να 
διαπιστώσει η Υπηρεσία αν πράγματι 
καλύπτονται. 

Παράδειγμα τέτοιου πίνακα ακολουθεί: 
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Αναφορά στα 

συμβατικά τεύχη 

Αντικείμενο 

Περιγραφή στο ΠΠΜ 

1 


Κείμενο 

Προγράμματα 

Ενεργειών 

Παραρτήματα 

1 

ΕΣΥ άρθρου 14 

Υδρολογική 

μελέτη 

Παραγρ.2Λ.3 Π ρογρ. Ενεργειών 2,3,6 

Παρ.Γ( Μεθοδολογία) 

1 


Ημερομηνία : Ημερομηνία 

Ο Ελέγξας Ο Εγκρίνων 

Η παρούσα απόφαση μετά των συνημμένων οδηγιών να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2003 


Αριθ. Δ14/43309/5.3.01 (ΦΕΚ 332 Β 728.3.2001 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 
724 Β 712-6-01) : Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας 
υλικών και έργων όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. Δ14/45004/01 
(ΦΕΚ 793 Β') απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων . 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Έχοντας υπόψη; 

1) Τις διατάξεις των παρ.1 και 4 του άρθρου 21 του Ν.1418/84 Δηρόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α’ 23). 

2) Τις διατάξεις του νόμου 2503/97 (ΦΕΚ Α’ 107), με τον οποίο συστάθηκαν οι 
Περιφέρειες του Κράτους. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α'του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α' 137), που προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του 
Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α’ 38). 

4) Τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεΐται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Αρθρο Πρώτο 
Έγκριση Κανονισμού 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων, το κείμενο 
του οποίου έχει ως ακολούθοχ;: 

1. Η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 21 του Ν. 1418/84 για τον έλεγχο του τρόπου 
κατασκευής των έργων καθώς και της ποιότητας και καταλληλότητας, του τρόπου 
σύνθεσης, της επεξεργασίας και της χρήσης των υλικών κατασκευής των έργων 
ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό. 

2. Τα υλικά και τα έργα ελέγχονται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, 
τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Πρότυπες Προδιαγραφές, τις συμβάσεις και 
τις εγκεκριμένες μελέτες που τα διέπουν και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν για 
κάποια υλικά ή έργα, με βάση τους εύλογους κανόνες της επιστήμης, τέχνης υγιεινής και 
ασφάλειας προσώπων και πραγμάτων. 

3. Ο έλεγχος και οι σχετικές δειγματοληψίες διενεργούνται στους τόπους κατασκευής 
των έργων, παραγωγής σύνθεσης διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών, καθώς και 
στα μέσα μεταφοράς τους, από επιτροπές που συγκροτούνται από υπαλλήλους του 
Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Εργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των Περιφερειών του Κράτους, στις οποίες μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων. 
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4. Σης επιτροπές συμμετέχουν τρεις τεχνικοί υπάλληλοι της καθ' ύλην αρμόδιας 
υπηρεσίας του αντίστοιχου φορέα ελέγχου, κατηγορίας ΠΕ, με σχετική ^πειρία σε 
θέματα ελέγχου ποιότητας οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. 

5. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων υπάγονται: 

5.1 Ο έλεγχος υλικών και έργων σε ολόκληρη τη χώρα. 

5.2 Ο αποκλειστικός έλεγχος των έργων Εθνικού επιπέδου και των έργων των Ειδικών 
Υπηρεσιών Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.). 

6. Οι υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας των Περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότητες τους μέσα 
στα όρια της χωρικής τους έκτασης. 

7. Οι επιτροπές της παρ.5 συγκροτούνται κάθε έτος με αποφάσεις του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι Επιτροπές της παρ.6 από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της 
αντίστοιχης Περιφέρειας. Οι αποφάσεις εκδίδονται το Δεκέμβριο του προηγούμενου 
έτους. Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να ανπκατασταθούν πριν από τη λήξη της 
Θητθ’ας τους μόνο για σπουδαίο λόγο, ή μετά από αίτησή τους. 

8. Τα μέλη των επιτροπών, από την έκδοση της απόφασης ορισμού τους θεωρούνται 
ειδικοί ανακριηκοΐ υπάλληλοι του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), φέρουν κάθε 
σχετική ευθύνη και έχουν την εξουσία άσκησης κάθε ανακριτικής πράξης υπό την έννοια 
των αρθ.34 και 251 επ. του ΚΠΔ, σε σχέση με τις παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά 
την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 

9. Τα μέλη των επιτροπών, αφού συνεκημήσουν και τις τυχόν διατυπούμενες απόψεις 
των ελεγχόμενων, συντάσσουν εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία 
της απόφασης συγκρότησης επιτροπής τα στοιχεία των μελών της, τα στοιχεία του 
ελεγχομένου, το αντικείμενο του ελέγχου, όσα διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν ή 
συνέβησαν κατά τον έλεγχο και τις τυχόν απόψεις των ελεγχθέντων. Στις εκθέσεις αυτές 
αναφέρονται τα στοιχεία που θεμελιώνουν την υπαιτιότητα για την τυχόν παράβαση και 
τα συμπεράσματα για την βαρύτητά της καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την 
εκτίμηση των πραγμάτων. Τυχόν διαφωνίες των μελών της επιτροπής καταχωροϋνται 
ειδικά και αιτιολογημένα στην έκθεση, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα 
μέλη. Η έκθεση, με ευθύνη της επιτροπής καταχωρείτοι στο τηρούμενο από αυτήν 
σχετικό βιβλίο, όπου σημειώνονται ο αύξων αριθμός του ελέγχου έκθεσης ο χρόνος 
διενέργειας του ελέγχου, οι ελέγχοντες και οι ελεγχόμενοι, συνοπτικά οι παρατηρήσεις 
του ελέγχου και οι τυχόν εκθέσεις προσωρινών ενεργειών, τα στάδια διακίνησης των 
εγγράφων και της εξέλιξης της υπόθεσης μετά από τον έλεγχο. Αμέσως μετά, η έκθεση 
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υποβάλλεται οτον προϊστάμενο της υπηρεσίας ελέγχου, ο οποίος μέσα σε προθεσμία 
δέκα εργάσιμων ημερών τη θεωρεί και την κοινοποιεί με απόδειξη στον ελεγχόμενο, ο 
οποίος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε εργάσιμων ημερών να 
καταθέσει στην υπηρεσία τυχόν αντιρρήσεις του. Η έκθεση, οι τυχόν αντιρρήσεις του 
ελεγχθέντος οι επ' αυτών παρατηρήσεις της επιτροπής και κάθε σχετικό στοιχείο, 
διαβιβάζονται αμέσως στη Γεν. Διεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
ΕργωντουΥΠΕΧΩΔΕ, ή στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσίαηοποίαεισηγείται στον Υπουργό. 

10. Η έκθεση ελέγχου αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης αντιρρήσεων 
τχον ελεγχόμενων, μα^ με τις τυχόν αντιρρήσεις αυτών και τις επί αυτών παρατηρήσεις 
της επσροπής διαβιβάζονται από την Υπηρεσία ελέγχου στον αρμόδιο κατά τόπο 
Εισαγγελέα για την άσκηση της κατά νόμο αρμοδιότητάς του. 

11. Στην περίπτωση που η επιτροπή, από τις διαπιστούμενες παραβάσεις, κρίνει ότι 
πρέπει να προβεί σε ενέργειες για να συλλέξει πληροφορίες και να συγκεντρώσει και 
διατηρήσει τις σχετικές απσδείξεις και ίχνη, όπως είναι ιδίως η προσωρινή δέσμευση 
ακατάλληλων υλικών και η κατάσχεση στα χέρια οποιωνδήποτε, εγγράφων και 
πραγμάτων, τότε θα συντόξει ειδική έκθεση, την οποία πρέπει να παραδώσει άμεσα και 
επιτόπια στον ελεγχόμενο. Για την ειδική αυτή έκθεση θα γίνει σχετική μνεία στην 
έκθεση ελέγχου. 

12. Το αρμόδιο κατά τον ΚΠΔ (όπως άρθρα 176, 268) Δικαστικό Συμβούλιο ή ποινικό 
Δικαστήριο αποφασίζει και για την τύχη των παραπάνω ενεργειών (δεσμεύσεων, 
κατασχέσεων κ.τ.λ.) και γενικά για το κύρος των ανακριτικών πράξεων της επιτροπής. 

13. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να αποδεχθούν και να εξασφαλίσουν στις επιτροπές 
ελέγχου την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση στους χώρους κατασκευής των έργων, 
στους χώρους και μέσα παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, τοποθέτησης 
και ενσωμάτωσης των υλικών, σε κάθε σχετικό με τα παραπάνω τηρούμενο στοιχείο, 
καθώς και να παρέχουν τη ζητούμενη ενημέρωση κατά τον έλεγχο. 

14. Η επιτροπή μπορεί κατά τη κρίση της να ί^τήσει κατά τη διενέργεια των ελέγχων, τη 
συνδρομή των αρμοδίων κατά τόπο Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και Αστυνομικών 
Αρχών. 

Μ.Όσα διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο και γενικά κάθε στοιχείο, πληροφορία, γεγονός 
που περιέρχεται σε γνώση των μελών της επιτροπής ελέγχου και οποιουδήποτε άλλου 
εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η 
γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τις αρμόδιες για σχετική ενέργεια 
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δημόσιες αρχές και τους ελεγχόμενους. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης ελέγχεται 
σύμφωνα με το άρθρο 252 Π.Κ. 

16. Παραβάτες ή υπεύθυνοι της παράβασης , κατά την έννοια του άρθρου 21 του Ν. 
1418 /84, θεωρούνται όσοι συνέβαλαν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους στη συντέλεση 
της παράβασης εφόσον είχαν την υποχρέωση ή την κατά την κοινή αντίληψη ικανότητα 
και τη συνήθη για τις συναλλαγές επιμέλεια και σύνεση, να την αποφύγουν. 

17. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του φορέα ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει σπς 
επιτροπές ελέγχου τα απαραίτητα μέσα και γραμματειαισ^ υποστήριξη για την 
εκπλήρωση του έργου τους. 

18. Οι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα. 

19. Οι σιιτροηές διενεργούν ελέγχους κατά υπηρεσιακό καθήκον, με στόχο να ελέγχεται 
όλη η σχετική με τις κατασκευές δραστηριότητα στην ηεριφέρειά τους και ενεργούν 
αυτεπάγγελτα, κατά την κρίση της επιτροπής και υποχρεωτικά, στις περιπτώσεις που 
έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις από οποιαδήποτε επιτροπή ελέγχου, του ίδιου ή 
άλλου φορέα ελέγχου και σε περιπτώσεις οποιοσδήποτε καταγγελίας ή πληροφορίας για 
παραβάσεις ή ενδεχόμενη παράβαση. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του φορέα ελέγχου 
ενημερώνει τις επιτροπές ελέγχου για τις τυχόν περιελθούσες στην υπηρεσία καταγγελίες 
και για τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις. 

20. Οι επιτροπές ελέγχονται μόνο για παράβαση καθήκοντος ή υπέρβαση της εξουσίας 
τους ή παράβαση του νόμου. Σε περίπτωση συγκρότησης από υπηρεσία ελέγχου 
περισσότερων από μία επιτροπών ελέγχου, οι επιτροπές μπορούν να συνεργάζονται ή να 
εναρμονίζουν τη δράση τους με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου 
τους. 

21. Σε περίπτωση που συμπέσει έλεγχος μιας επιτροπής με αυτόν άλλης, της ίδιας ή 
διαφορετικής υπηρεσίας ελέγχου, ο ένας έλεγχος δεν παρακωλύει τον άλλον, όμως οι 
επιτροπές υποχρεούνται να μνημονεύσουν το γεγονός στην έκθεσή τους και οι εκθέσεις 
τους, θα συνεκτιμηθούν, ως ενιαία έκθεση, τόσο για την τυχόν επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων (προστίμου κτλ.) από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όσο και για την τυχόν 
άσκηση ποινικής δίωξης. Στην περίπτωση αυτή παράβαση διαπιστούμενη και από τις δύο 
επιτροπές θεωρείται μία και μόνη. 

22. Οι επιτροπές μιας υπηρεσίας ελέγχου όταν προβαίνουν στους κατά την αρμοδιότητα 
τους ελέγχους εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας άλλης υπηρεσίας ελέγχου κατά 
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την απόφαση αυτή, δεν υποχρεούνται σε προηγούμενη ενημέρωσή της, αλλά μπορούν 
κατά την κρίση τους να συνεργαστούν μαζί της. Σε κάθε περίπτωση όμως υποχρεσύνται 
να την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα του ελέγχου, αμέσως μετά τη διενέργειά του. 
Τα έγγραφα αυτά καταχωρούνται στο τηρούμενο κατά τα παραπάνω βιβλίο ελέγχων, 
προς γνώση των επιτροπών της κάθε υπηρεσίας ελέγχου. 

23. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε εφαρμογή του άρθ. 21 του Ν. 1418/84, δεν 
επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ενδεχόμενη διενέργεια ελέγχων άλλων 
υπηρεσιών ή φορέων, με βάση τις οικείες διατάξεις τους. 

24. Στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων σε έργα ή υλικά, με εγκεκριμένες μελέτες, 
προδιαγραφές ή κανονισμούς ο έλεγχος διενεργείτσι στη βάση αυτών, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας ρύθμισης. 

25. Όσον αφορά τον τρόπο άσκησης του ελέγχου σε μονάδες παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος και στον καθορισμό της βαρύτητας για παραβάσεις των σχετικών 
διατάξεων έχουν εφαρμογή και όσα προβλέπονται στο Παράρτημα "Γ' που ακολουθεί. 
Όμοια, ο έλεγχος χαλύβων γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας 
Χαλύβων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα "ΙΓ' που ακολουθεί. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "I" 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. 97) 

Στο Παράρτημα αυτό καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του ελέγχου των μονάδων 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΤΣ 97 (ΦΕΚ 
315/Β/17.4.97 και ΦΕΚ 479/Β/11.6.97). 

Συγκεκριμένα από την επιτροπή ελέγχου καταγράφονται και διενεργούνται αντίστοιχο τα 
ακόλουθα στοιχεία και ενέργειες. 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1.1 Επωνυμία και Ταχ. Δ/νση της Επιχείρησης ή Εταιρείας 

1.2 Διευθυντής μονάδας 

1.3 Αριθμός μονάδων έτοιμου σκυροδέματος της επιχείρησης ή Εταιρείας στο νομό 

1.4 Ταχ. Διεύθυνση της ελεγχόμενης μονάδας 

1.5 Άδεια λειτουργίας της ελεγχόμενης μονάδας 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (παρ. 12.1.1.3 ΚΤΣ 97) 

2.1 Διπλωματούχος μηχανικός Ονοματεπώνυμο: ΑΜ ΤΕΕ: 

2.2 Τεχνικός Ονοματεπώνυμο: Ειδικότητα/εμπειρία 
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3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

3.1 Ανάμιξη Xε 1 ρι^ΓΓήριο 

3.1.1 Καταγράφονται οι ποσότητες των υλικών με τις οποίες τρο^ροδοτείτ^ι ο 
αναμικτήρας για κάθε κατηγορία παραγόμενου σκυροδέματος (συνθέσος), η έναρξη 
χρήσης των παραπάνω συνθέσεων. Ζητείται να βεβαιωθεί από τον υπεύθυνο μηχανικό 
της μονάδας ή τον Διευθυντή και τον χειριστή ότι τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται στην 
παραγωγή. 

3.1.2 Ελέγχεται η συμφωνία των δηλωθεισών συνθέσεων με τις διατάξεις του ΚΤΣ ως 
προςΤ, Ν^·, (παρ. 5.2.5 του ΚΠ 97). 

3.1.3 Ελέγχεται η ασφαλής λειτουργία του αναμικτήρα. 

3.1.4 Στην περίπτωση ξηρής φόρτωσης εξετάζεται επιπλέον αν έχει γίνει έλεγχος 
ομοιομορφίας του παραγόμενου σκυροδέματος για κάθε "αυτοκίνητο αναμικτήρα" που 
χρησιμοποιεί η μονάδα (παρ. 6.4 του ΚΤΣ 97). 

3.2 Εγκαταστάσεις ζυγΐσεως 

Ελέγχεται η καταλληλότητα ή μη των ζυγιστηρίων αδρανών-τσιμέντου και των 
διατάξεων μετρήσεως νερού και προσθέτων (παρ. 1.2.2α Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346) 
εκπμώντας την; 

Τήρηση στοιχείων από ελέγχους με πρότυπα βάρη ή παραστατικά διακρίβοασης ζυγών 
από επίσημο φορέα Διορθωτικές κινήσεις. 

Τήρηση στοιχείων από ελέγχους με μη διακριβωμένα βάρη ή παραστατικά από μη 
επίσημο φορέα Διορθωτικές κινήσεις. 

Ελλειψη ελέγχων ζυγιστηρίων. 

3.3 Αποθήκευση αδρανών τσιμέντου (παρ. 4.3.4.1 του ΚΤΣ 97 και παρ. 1.2.2σ Σχεδίου 
Προτύπου ΕΛΟΤ 346) 

Ελέχγεται η ύπαρξη ή μη, για τα: 

Αδρανή: χωριστών διαμερισμάτων για κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κλάσματα. 
Τσιμέντο: χωριστών σιλό κατά τύπο κατηγορία. 

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που η μονάδα παράγει σκυρόδεμα κατηγορίας μέχρι και 
016/20, η αποθήκευση των αδρανών μπορεί να γίνεται σε δύο μόνο χωριστά 
διαμερίσματα. 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1 Ελέγχεται η ύπαρξη θεωρημένων "ΗμερολογίωνΜητρώων" για το σκυρόδεμα και τις 
πρώτες ύλες παρασκευής σκυροδέματος. 
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4.2 Ελέγχεται η ύπαρξη Μελετών συνθέσεως (παρ. 5.2 του ΚΤΧ 97) ως ακολούθως: 
-Γίνεται έλεγχος του αρχείου της μονάδας για να διαπιστωθεί ότι έχουν καταχωρηθεί 
μελέτες συνθέσεως για κάθε κατηγορία παραγόμενου σκυροδέματος. 

-Οι παραπάνω μελέτες συνθέσεως μπορεί να έχουν γίνο από την Ιδια τη μονάδα 
(δοκιμαστικά αναμίγματα, αντοχές δοκιμίων, όλα καταγεγραμμένα) ή από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

-Καταγράφονται όλες οι μελέτες συνθέσεως (ενδιαφέρουν οι αναλογίες υλικών). 
-Καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης χρήσης και του διαστήματος χρήσης κάθε 
σύνθεσης. 

4.3 Ζητείται από τον υπεύθυνο της μονάδας να βεβαιώσει ότι τα στοιχεία που 
συλλέγονται σχετικά με τις μελέτες συνθέσεως είναι αληθή και ακριβή. 

4.4 Εξετάζεται αν ελέγχονται από τη μονάδα οι πρώτες ύλες και αν τηρούνται στοιχεία 
στο θεωρημένο "Ημερολόγιο-Μητρώο" της μονάδας (παρ. 3.4.1α Σχεδίου Προτύπου 
ΕΛΟΤ 346, παρ. 12.1.1.8 καί 12.1.1.4 του ΚΤΣ 97). 

4.4.1 Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας I. 


Πίνακας I 


Υλικό 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Συχνότητα 

Ελέγχων 

Καταλληλότητα 

υλικού 

Αδρανή/ 





Κοκκομετρικές 

αναλύσεις 





Αδρανή/ 





Λοιποί ' Ελεγχοι 

(ισοδύναμο άμμου, αντ. 

μητρ.πετρώματος., 
οργανικές προσμίξεις) 





Τσιμέντο 





Νερό 





Πρόσθετα 






Παρατήρηση 1 Στον Πίνακα I δεν αναγράφονται οι έλεγχοι που υπάρχουν στο αρχείο της 
μονάδας και προέρχονται από τους προμηθευτές πρώτων υλών. 
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Παρατήρηση 2 Οι έλεγχοι: αντοχή μητρικού πετρώματος, οργανικών προσμίξεων, 
ισοδυνάμου άμμου, μπορούν να παραλείπονται όταν η μονάδα διαθέτει τα σχετικά 
πιστοποιητικά από τον προμηθευτή αδρανών. 

4.5 Ελέγχεται η τήρηση στοιχείων αντοχών σύμφωνα με ΚΤΣ ανά σύνθεση παραγόμενου 
σκυροδέματος (παρ. 12.1.1.7 και 12.1.1.18 του ΚΤΧ-97). 

-Ελέγχεται αν αναγράφονται στο θεωρημένο 'Ήμερολόγιο-Μητρώο" οι αντοχές σε θλίψη 
των δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών (οπωσδήποτε ένα δοιάμιο για κάθε κατηγορία 
σκυροδέματος και ημέρα παραγωγής) και η τυπική απόκλιση 360 για κάθε κατηγορία. 
-Ελέγχεται αν σχεδιάζονται τα Χκιν.3 και Χκιν.36. 4.6 Ανά σύνθεση παραγόμενου 
σκυροδέματος ελέγχεται; 
α) η ικανοποίηση του κρσηρΐου 
Χβο > + 1.643 

με 5 την πραγματική τυπική απόκλιση όταν 5 ^ 3,0 ΜΡα 
ή 5 = 3 όταν 5πραγματικό < 3,0 ΜΡα 
β) ότι δπραγματικό > 1,5 ΜΡα 

4.7 Ελέγχεται η τήρηση στοιχείων εργασιμότητας, θερμοκρασιών περιβάλλοντος και 
σκυροδέματος στο θεωρημένο "Ημερολόγιο Μητρώο". 

4.8 Ελεγχος εργαστηριακής υποστήριξης της μονάδας. 4.8.1 ΧΤτσν η μονάδα διαθέτει 
δικό της εργαστήριο γίνεται έλεγχος της επάρκειας και της καταλληλότητας του 
εξοπλισμού ο οποίος κατ’ελάχιστον πρέπει να αποτελείται από τα προβλεπόμενα: 
-Κόσκινα 

-Φούρνο 

-Ζυγούς 

-Μήτρες σκυροδέματος, 

-ράβδο συμπύκνωσης 
-Θάλαμο συντήρησης δοκιμίων 
-Πρέσα διακριβωμένη 
-Διάταξη μέτρησης εργάσιμου 

-Θερμόμετρα για τη μέτρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και θερμοκρασίας 
σκυροδέματος. 

4.8.2 Όταν η μονάδα δεν διαθέτει δικό της εργαστήριο πρέπει να αποδεικνύετσι η 
συνεργασία της με αναγνωρισμένο εργαστήριο το οποίο διενεργεί για λογαριασμό της 
τους απαραίτητους ελέγχους. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να υπάρχουν στη μονάδα 
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μήτρες για τη λήψη δοκιμίων, διάταξη συντήρησης δοκιμίων μέχρι την αποστολή τους 
στο εργαστήριο, τουλάχιστον ισοδύναμη από άποψη υγρασίας-θερμοκρασϊας με θάλαμο 
συντήρησης δοκιμίων, διάταξη μέτρησης εργάσιμου, θερμάμετρα για τη μέτρηση 
θερμοκρασίας σκυροδέματος και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, βοηθητικό εξοπλισμό για 
τις παραπάνω μετρήσεις. 

4.8.3 Γίνεται έλεγχος είτε σε θάλαμο συντήρησης δοκιμίων της μονάδας ε^τε στο θάλαμο 
συντήρησης δοκιμίων του συνεργαζόμενου αναγνωρισμένου εργαστηρίου για να 
βεβαιωθεί η ύπαρξη του ελάχιστου αριθμού δοκιμίων που απαιτούνται ανά κατηγορία και 
ημέρα παραγωγής για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας της μονάδας. 

Γίνεται επίσης έλεγχος των βιβλίων δειγματοληψιών και δοκιμών του εργαστηρίου της 
μονάδας ή του συνεργαζόμενου εργαστηρίου. 

5. ΔΕΛπΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

5.1 Γίνεται έλεγχος συμφωνίας του Δελτίου Αποστολής με ΚΤΣ, ως προς τα στοιχεία που 
υποχρεωτικά κατ'αυτόν πρέπει να αναγράφονται. 

5.2 Γίνεται έλεγχος συμφωνίας αναγραφόμενης ποσότητας σε τόνους με την 
αναγραφόμενη ποσότητα σε ητ^ με βάση τις δηλωθεΐσες χρησιμοποιούμενες συνθέσεις. 

5.3 Όταν είναι δυνατόν γίνεται έλεγχος της ποσότητας που αναγράφεται στο δελτίο 
αποστολής με ζύγιση της βαρέλας πριν και μετά την εκφόρτωση, λαμβανομένου υπόψη 
του νερού έκπλυσης. 

6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η επιβεβαίωση παραγωγής γίνεται με βάση τις δηλωθεΐσες συνθέσεις, τη χρονική 
διάρκεια χρήσης συνθέσεων και τα παραστατικά αγοράς πρώτων υλών και πωλήσεως 
προϊόντων ως ακολούθως: 

6.1 Συλλέγονται τα τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών (τσιμέντου και αδρανών) που 
χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή σκυροδέματος για χρονικό διάστημα ενός έτους ή 
χρονικό διάστημα που να ισοδυναμεί με κατανάλωση τσιμέντου τουλάχιστον 7.500 
τόνων. Εκ των δύο επιλέγεται το μικρότερο χρονικό διάστημα. 

6.2 Ανά δηλωθείσα σύνθεση (παρ.4.2 της παρούσας) καταγράφονται το χρονικό 
διάστημα χρήσης της κάθε σύνθεσης και οι ποσότητες προϊόντος που πωλήθηκαν από τη 
συγκεκριμένη σύνθεση στο διάστημα χρήσης της. 

6.3 Συγκρίνονται οι υπολογισθείσες ποσότητες πρώτων υλών της παρ. 6.2 που 
καταναλώθηκαν με τις ποσότητες πρώτων υλών που αγοράστηκαν την ίδια χρονική 
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περίοδο της παρ. 6.1. Επιτρέπεται απόκί^ση ±3% για τα αδρανή και ±2% για το 
τσιμέντο. 

6.4 Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρ.6 της 
παρούσας, η έκθεση της Επιτροπής ελέγχου κοινοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ της 
ελεγχόμενης ^ιχείρησης. 

7. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

Η βαρύτητα παραβάσεων όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία ελέγχου της 
παρούσας ορίζεται στον Πίνακα II σαν ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό πρόσημο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Π" 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΟίΟΥ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Στο Παράρτημα αυτό καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του ελέγχου χαλύβων 
οπλισμού σκυροδέματος στις αποθήκες των παραγωγών, των εισαγωγέων, 
των κάθε είδους προμηθευτών, στις εγκαταστάσας των επιχθρήσεων 
διάθεσης και διαμόρφωσης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Τ.Χ. (ΦΕΚ 
381/Β/24.3.2000), καθώς και στα εργοτάξια δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 

Ο έλεγχος αφορά μόνο ης κατηγορίες χάλυβα που προβλέπονται στον Κ.Τ,Χ. 
και συγκεκριμένα τις κατηγορίες 5220,5400,5500, 5400$ και 5500$. 

Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων του ΚΤΧ, 
καταγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία και παίρνονται δείγματα, τα οποία 
παραδίδονται από τους ελέγχοντες στο ΚΕΔΕ ή στο πλησιέστερο Εργαστήριο 
της αντίστοιχης Περιφέρειας για έλεγχο. 

Αν από τον έλεγχο προκόψει ότι τα δείγματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
ΚΤΧ, τότε η δαπάνη βαρύνει την Υπηρεσία. 

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Α1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Επωνυμία και Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Κατά νόμο εκπρόσωπος; 

Αδεια λειτουργίας: 

Α.Φ.Μ.: 

Α2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Α2.1Στελέχωση (παρ. 6.1 Κ.Τ.Χ.) 

Υπεύθυνος τεχνικός Ονοματεπώνυμο: 

Εμπειρία; 

Σχέση εργασίας με την επιχείρηση; 

Α3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (παρ. 6.2 Κ.Τ.Χ.) 

Α3.1 Ταξινόμηση Χαλύβων 
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Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος 
είναι ταξινομημένοι ανά: 

-Κατηγορία 

-Προέλευση (χώρα και μονάδα παραγωγής) 

-Διάμετρο 

-Ημερομηνία παραλαβής 

-Μήκος (για ράβδους) ή Βάρος (για ρόλους) 

Παρατήρηση: Η ταξινόμηση πρέπει να διευκολύνει την εηττόπια επαλήθευση 
της ταυτότητας του προϊόντος, ως εκ τούτου, η πινακίδα που θα φέρει κάθε 
δέσμη ράβδων ή κάθε ρόλος θα είναι σταθερά συνδεδεμένη σε εμφανές 
σημείο. 

Α3.2 Συνθήκες Αποθήκευσης Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους οι 
χάλυβες προστατεύονται από διάβρωση, μηχανικές φθορές ή πληγές, λάσπες, 
χώματα, λάδια κ.λπ. Συγκεκριμένα; 

• Ελέγχεται αν το δάπεδο των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο ώστε να μην ευνοείται η συσσώρευση λάσπης και νερού, 
•Ελέγχεται αν οι χάλυβες είναι τοποθετημένοι σε υποστηρίγματα για να μην 
έρχονται σε επαφή με το έδα(ρος. 

•Ελέγχεται ο χρόνος αποθήκευσης. Αν ο χάλυβας παρουσιάζει εμφανή ίχνη 
διάβρωσης (βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές), γίνεται σύσταση για 
αποθήκευση σε κλειστούς χώρους. 

Η σύσταση καταγράφεται και η τήρησή της ελέγχεται στην επόμενη επίσκεψη, 
Α4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Βεβαιώνεται ότι οποιαδήηοτε ποσότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 
συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά: 

Α4.1 Πιστοποιητικό ποιότητας ή πιστοποιητικό ελέγχου, ανάλογα με την 
προέλευση των χαλύβων. 

Α4.1.1 Οι εγχωρίως παραγόμενοι χάλυβες συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης (ποιότητας) που εκδίδει ο ΕΛΟΤ (§ 5,2 του Κ.Τ.Χ.). 

Α4.1.2 Οι παραγόμενοι χάλυβες σε χώρες της Ε.Ε. και της ΕΖΕΣ συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ποιότητας) είτε του ΕΛΟΤ, είτε άλλου 
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οργανισμού πιστοποίησης αναγνωριοηιένου από Δημόσια Αρχή της χώρας 
παραγωγής (§ 5.3 του Κ.Τ.Χ.). 

Α4.1.3 Οι παραγόμενοι χάλυβες σε τρίτες χώρες συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδει ο ΕΛΟΤ (§ 5.4 του Κ.Τ.Χ.). 

Α4.2 Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής (ΜΙΙ,ί ΤΕ5Τ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ) 

Το πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εκδίδεται από τον παραγωγό και 
περιλαμβάνει: 

-Το εργοστάσιο παραγωγής 
-Τον αριθμό χύτευσης 
-Την ημερομηνία παραγωγής 
-Την κατηγορία ποιότητας 

-Τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή ελέγχου (βλέπε § 4.1) 
-Μηχανικές και χημικές ιδιότητες της χύτευσης 
Α4.3 Πινακίδα (§ 6.5 του Κ.Τ.Χ.) 

Κάθε δέσμη ράβδων και κάθε ρόλος φέρει πινακίδα, η οποία εΐνοι σταθερά 
συνδεδεμένη σε εμφανές σημείο ώστε να διευκολύνεται η εηττόπια 
επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος. Στην πινακίδα περιέχοντοι 
κατ'ελάχιστο οι εξής πληροφορίες: 

Ή χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής 
-Η κατηγορία των χαλύβων 
-Ο μήνας και το έτος παραγωγής 
-Ο αριθμός χύτευσης 

-Η περιγραφή της μορφής του προϊόντος και η ονομαστική διάμετρος 
-Η σήμανση 

Α4.4 Παραστατικά που αφορούν παραγγελθείσες ποσότητες Χαλύβων 
Για οποιασδήποτε ποσότητα χαλύβων που έχει παραγγελθει πέραν των 
αναφερομένων στις παρ. Α4.1, Α4.2 και Α4.3 συνοδευτικών εγγράφων, είναι 
απαραίτητα και τα εξής: 

Α4.4.1 Δελτίο Παραγγελίας 

Το δελτίο παραγγελίας χαλύβων περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις εξής 
πληροφορίες: 

-Την περιγραφή της μορφής (ευθύγραμμοι ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα κτλ.) 
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-Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία 
-Την προέλευση εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη 
Α4.4.2 Δελτίο Αποστολής 
Α4.4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης 

Το τεχνικό δελτίο παράδοσης περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

-Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας 
-Τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής 
-Την κατηγορία του χάλυβα 
-Τη σήμανση του προϊόντος 
-Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία 

-Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου 
Παρατήρηση: Οι πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης μπορούν να 
εμπεριέχονται στο Δελτίο Αποστολής. 

Α4.5 Διασταύρωση 

Α4.5.1 Ελέγχεται αν οι χάλυβες φέρουν σήμανση για την αναγνώριση της 
κατηγορίας και της προέλευσής τους. Χάλυβες οι οποίοι δεν φέρουν σήμανση 
προέλευσης απορρίπτονται. 

Παρατήρηση 1: Η σήμανση για την αναγνώριση της προέλευσης (χώρα και 
μονάδα παραγωγής) των χαλύβων πρέπει να είναι μοναδική. 

Παρατήρηση 2: Η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των χαλύβων 
με νευρώσεις γίνεται με το διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην 
επιφάνεια της ράβδου ενώ η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας 
των χαλύβων με λεία επιφάνεια γίνεται με τη χρήση χρώματος (παρ. 2.4 
Κ.Τ.Χ.). 

Παρατήρηση 3: Στοιχεία σχετικά με τη σήμανση των χαλύβων δίνονται στην 
παρ. 2.5 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του Κ.Τ.Χ. 

Α4.5.2 Ελέγχεται αν η σήμανση που φέρουν οι χάλυβες συμφωνεί με τα 
στοιχεία της πινακίδας. 

Α4.5.3 Ελέγχεται αν ταυτίζονται οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών 
εγγράφων. 
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Α5 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ελέγχεται ότι οι χάλυβες δεν εμφανίζουν προϊόντα διάβροκιης, απολεπίσεις, 
αλλοιώσεις, αθέλητες παραμορφώσεις και πληγές. 

Α6 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΓΤπΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Η έκταση της δειγματοληψίας (πλήθος ελεγχόμενων παρτίδων) εξαρτάται από 
τη σοβαρότητα των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Η δειγματοληψία γίνεται 
ως ακολούθϋχ;; 

Από τρεις διαφορετικές ράβδους κάθε ελεγχόμενης παρτίδας λαμβάνονται τρία 
δείγματα μήκους 1,5 γπ το καθένα. Τα δείγματα επιλέγονται έτσι ώστε στο 
καθένα να περιέχεται η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας της 
χώρας και της μονάδας παραγωγής (παρ. 2.4 και 2.5 του Κ.Τ.Χ.). Τα δείγματα 
αριθμούνται, σφραγίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό 
τους και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο 
σημειώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, η προέλευση και ο αριθμός 
χύτευσης της παρτίδας. 

Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κ.Τ.Χ. 

Η παρτίδα που δειγματίστηκε παραμένει στον αποθηκευτικό χώρο της 
επιχείρησης μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. 

Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Για τους μη διαμορφωμένους χάλυβες που βρίσκονται σπς εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων διαμόρφωσης και πρόκειται είτε να διατεθούν στην αγορά ως 
έχουν (εφόσον η επιχείρηση διαμόρφωσης λειτουργεί και ως επιχείρηση 
διάθεσης) είτε να προωθηθούν για διαμόρφωση και κατεργασία, ο έλεγχος 
γίνεται όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος. 

Για το διαμορφωμένο προϊόν ο έλεγχος γίνεται στους χώρους διαμόρφωσης 
και κατεργασίας ως ακολούθως. 

Β1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Επωνυμία και Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Κατά νόμο εκπρόσωπος: 

Άδεια λειτουργίας: 

Α.Φ.Μ.: 
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82 ΣΓΕΛΕΧΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Β2.1 Στελέχοκιη (παρ, 7.2 Κ,Τ.Χ.) 

Υπεύθυνος τεχνικός Ονοματεπώνυμο; 

Τίτλος σπουδών: 

Σχέση εργασίας με την επιχείρηση: 

Β2.2 Εξοπλισμός 

Ελέγχεται η επάρκεια και η καταλληλότητα του εξοπλισμού που διαθέτει η 
επιχείρηση για τις κύριες εργασίες διαμόρφωσης και κατεργασίας χαλύβων 
όπως κοπή, κάμψη και συγκόλληση. 

. Κοπή Ελέγχεται η ύπαρξη μηχανικών μέσων όπως ψαλίδι, δίσκος κτλ. 

• Κάμψη Ελέγχεται ότι υπάρχουν τα τύμπανα των παρακάτω διαμέτρων (πσρ. 
7.4 του Κ.Τ.Χ.) 32ηπΓη, 40ηΓΐιπ, 48πίΐηη, 56ηηπι, 72ηΓΐπίΐ, 14θΓΤΊηη, 1540101, 
175πΓΐπι, 196ηη(Π, 224πιπη. 

• Συγκόλληση Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται χειρωναιαική 
ηλεκτροσυγκόλληση, ελέγχεται ότι υπάρχουν τα κατάλληλα επενδεδυμένα 
ηλεκτρόδια είτε με βασική επένδυση είτε με όξινη επένδυση ρουτιλίου στις 
διαμέτρους; 2Γηηη, 2,5ηηπΓΐ, 3,250101 και 4 ή 5 πιοι (παρ. 3.5. 2.2. του Κ.Τ.Χ.). 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ημιαυτόματη ηλεκτροσυγκόλληση τόξου 
(ΜΑΰ) ελέγχεται ότι υπάρχουν τα κοίλα ηλεκτρόδια (συνεχές ηλεκτρόδιο) 
καθώς και η διάταξη παραγωγής προστατευτικής ατμόσφαιρας 002-Α. 
Παρατήρηση: Απαγορεύεται η χρήση φλόγας ή οξυγονοκόλλησης σε 
οποιαδήποτε εργασία κατεργασίας και διαμόρφωσης χαλύβων. 

Β3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους, οι χάλυβες προστατεύονται από 
διάβρωση, μηχανικές φθορές ή πληγές, λάσπες χώματα, λάδια κ.λπ. 
Συγκεκριμένα: 

• Ελέγχεται αν το δάπεδο των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο ώστε να μην ευνοείται η συσσώρευση λάσπης και νερού. 

• Ελέγχεται αν οι χάλυβες είναι τοποθετημένοι σε υποστηρίγματα για να μην 
έρχονται σε επαφή με το έδαφος. 

•Ελέγχεται ο χρόνος αποθήκευσης. Αν ο χάλυβας παρουσιάζει εμφανή ίχνη 
διάβρωσης (βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές), γίνεται σύσταση για 
αποθήκευση σε κλειστούς χώρους. 
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Η σύσταση καταγράφεται και η τήρησή της ελέγχεται στην επόμενη επίσκεψη. 

Β4 ΣΥΝΟΔΕΥπΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Β4.1 Δελτίο Παραγγελίας 

Το δελτίο παραγγελίας χαλύβων περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον τις εξής 
πληροφορίες: 

-Την περιγραφή της μορφής (ευθϋγραμμοι ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα κτλ.) 

-Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία 
-Την προέλευση, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη 
Β4.2 Δελτίο Αποστολής 
Β4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης 

Το τεχνικό δελτίο παράδοσης πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

-Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας 

-Τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής 

-Την κατηγορία του χάλυβα 

-Τη σήμανση του προϊόντος 

-Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία 

-Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου 
-Τις όποιες εργασίες διαμόρφωσης έγινα από την επιχείρηση 
Παρατήρηση 1: Οι πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης μπορούν να 
εμπεριέχονται στο Δελτίο Αποστολής. 

Β4.4 Το Πιστοποιητικό Ποιότητας ή Πιστοποιητικά Ελέγχου της πρώτης ύλης 
από την οποία προέρχεται το διαμορφωμένο προϊόν {κλωβοί, αναδιπλούμενα 
πλέγματα). 

Β4.5 Διασταύρωση 

Β4.5.1 Ελέγχεται αν οι χάλυβες φέρουν σήμανση για την αναγνώριση της 
κατηγορίας και της προέλευσής τους. Χάλυβες οι οποίοι δεν φέρουν σήμανση 
προέλευσης απορρίπτονται. 

Παρατήρηση 1; Η σήμανση για την αναγνώριση της προέλευσης (χώρα και 
μονάδα παραγωγής) των χαλύβων πρέπει να είναι μοναδική. 
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Παρατήρηση 2; Η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των χαλύβων 
με νευρώσεις γίνεται με το διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην 
επιφάνεια της ράβδου ενώ η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας 
των χαλύβων με λεία επιφάνεια γίνεται με τη χρήση χρώματος (παρ. 2.4 
Κ.Τ.Χ.). 

Παρατήρηση 3: Στοιχεία σχετικά με τη σήμανση των χαλύβων δίνονται στην 
παρ. 2.5 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του Κ.Τ.Χ. 

Β4.5.2 Ελέγχεται αν ταυτίζονται οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών 
εγγράφων. 

Β5 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ελέγχεται ότι οι χάλυβες δεν εμφανίζουν προϊόντα διάβρωσης, απολεπίσεις, 
αλλοιώσεις, αθέλητες παραμορφώσεις και πληγές ή βλάβες που οφείλονται 
στις εργασίες διαμόρφωσης ή κατεργασίας. 

Β6 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Η έκταση της δειγματοληψίας (πλήθος ελεγχόμενων παρτίδων) εξαρτάται από 
τη σοβαρότητα των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Η δειγματοληψία γίνεται 
ως ακολούθως: 

Από τρεις διαφορετικές ράβδους κάθε ελεγχόμενης παρτίδας λαμβάνονται τρία 
δείγματα μήκους 1,5ιτι το καθένα. Τα δείγματα επιλέγονται έτσι ώστε στο 
καθένα να περιέχεται η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας, της 
χώρας και της μονάδας παραγωγής (παρ.2.4 και 2.5 του Κ.Τ.Χ.). Τα δείγματα 
αριθμούνται, σφραγίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο 
τους και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο 
σημειώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, η προέλευση και ο αριθμός 
χύτευσης της παρτίδας.. 

Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κ.Τ.Χ. 

Η παρτίδα που δειγματίστηκε παραμένει στον αποθηκευτικό χώρο της 
επιχείρησης μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. 
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Ειδικά στην περίπτωση δειγματοληψίας χαλύβων σε μορφή πλέγματος 
(κλωβοί, αναδιπλούμενα πλέγματα), το δείγμα συνιστά τμήμα του πλέγματος 
διαστάσεων Ο,Βγπ χ Ι,Ογπ. 

Παρατήρηση: Τα αναφερόμενα στις παρ.Β2, Β3, Β4, Β5 και Β6 ισχύουν και για 
τους οποιασδήποτε μορφής πλήρως ή μερικώς διαμορφωμένους οπλισμούς 
που παραλαμβάνα και χρησιμοποιεί η επιχείρηση. 

Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Για τον έλεγχο στα Εργοτάξια των Δημοσίων και Ιδιωτικών "Εργων ισχύουν 
τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β με την εξής τροποποίηση που αφορά την 
παράγραφο Β1. 

η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος έργου Φορέας Ανάδοχος Επιβλέπων Εκπρόσωπος κατασκευαστή 
Στοιχεία επιχείρησης προμήθειας χαλύβων (Επωνυμία, Ταχ. Διεύθυνση) 

Άρθρο Δεύτερο 
Έναρξη Ισχύος 

1. Ο παρών ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και από τη θέση του σε ισχύ κατσργείται κάθε άλλη προϋφιστάμενη σχετική 
διάταξη. Οι εκκρεμείς υποθέσεις, σε όποιο στάδιο εάν ευρίσκονται συνεχίζουν 
να ρυθμίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο του ελέγχου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 5 Μαρτίου 2001 
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Αριθ. 64517/ΕΥΣ6195/03 (ΦΕΚ 1539 Β717-10-03) : «Ρύθμιση όλων 
των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ηοιάτητας στα δημόσια έργα 
που διενεργοΰνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»,όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8017/Α.Πλ.1259/07 (ΦΕΚ 260 Β/27- 
2-2007) απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας και Οκονομικων ,και 
ΠΕΧίΙΔΕ 


01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


Έχοντας υπόψη : 

1, Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ 23 Α’) και των εκτελεστικών Π. Δ/γμάτων του για 
την εκτέλεση των δημοσίων έργων, όπως ισχύει. 

II. του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου τέταρτου του Ν. 
2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α'). 

III. του Ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ 251 Α'), όπως ισχύει. 

IV. του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντί καταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 
2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38). 

2. Την Δ17α/10/16/ΦΝ380/Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. 11.02.1998 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
(Φ.Ε.Κ. 122/87). 

3. Τις ΔΙΟΕ/1065956/863/Α0006/15-7-2003 "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (Φ.Ε.Κ 985/Τ.Β/16-7-2003). 
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4 . Την Κ.Υ.Α (Φ.ΕΚ 1352 /Β/17-10-2001) για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του Ν. 2860/2000, όπως ισχύει. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλαται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

6. Την Υ6/2001 (ΦΕΚ 1464/Β/2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 

Τη ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα 
δημόσια έργα, που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, που προσλαμβάνεται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εφεξής καλείται 
Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.), των ειδικότερων 
θεμάτων λεττουργίας του, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας για την 
αποτελεσματΊκότητα του ποιοτικού ελέγχου στα δημόσια έργα που 
εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

Ειδικότερα ρυθμίζονται τα εξής: 

I. Ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ,, 

II. Η υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληρο<ροριών στον 
Ε.Σ.Π.ΕΛ., 

ΠΙ. Η ελεύθερη πρόσβαση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. σε όλους τους χώρους κατασκευής 
των έργων και στις πηγές λήψης των υλικών καθώς και η ακώλυτη 
πραγματοποίηση δειγματοληψιών, 

IV. Η συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με τον Ε.Σ.Π.ΕΛ., 

V. Ο τρόπος αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α') ή τα 
καθοριζόμενα στη σύμβαση, 

VI. Ειδικά θέματα για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου. 

Άρθρο 1 

Τρόπος διενέργειας ελέγχων από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης της 
ποιότητας στο δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του 
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ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται έργα υποδομών, που 
εντάσσονται και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ., του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που κατασκευάζονται 
με συμβάσεις παραχώρησης. 

2. Ελέγχεται, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικό δείγμα με βάση το σύνολο 
των έργων και με κριτήρια επιλογής το είδος, το μέγεθος, την κατηγορία, τη 
σημασία ή τη σπουδσιότητα του έργου, τις φάσεις κατασκευής την 
γεωγραφική κατανομή και τους φορείς που εκτελούν τα έργα. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. 
καταρτίζει, ανά τρίμηνο, πρόγραμμα ελέγχων το οποίο υποβάλλεται και 
εγκρίνεται, στο σύνολό του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια 
απόφαση μπορεί να οριστεί η διενέργεια ελέγχου από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. και σε 
άλλα έργα, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του. 

3. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. ελέγχει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατασκευής 
(ποιοτικών και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριμένων 
τευχών και σχεδίων, που τη συνοδεύουν ως αναπόσπαστα μέρη της των 
ισχυόντων Κανονισμών καθώς και των ισχυουσών Προτύπων Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

4. Στο πλαίσιο αυτό ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. : 

I. Εξετάζει το φάκελο των ποιοτικών ελέγχων του έργου που τυχόν 
διενεργήθηκαν από κρατικά ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια δημοσίων 
έργων ή από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του αναδόχου, εφόσον αυτό 
προβλέπεται στη σύμβαση, και καταγράφει τις παρατηρήσεις του σχετικά με 
το εάν οι ως άνω έλεγχοι είναι επαρκείς προκειμένου να εξάγονται ασφαλή 
συμπεράσματα σχετικά με την απαιτούμενη ποιότητα κατασκευής των 
στοιχείων του έργου καθώς και εάν διενεργήθηκαν σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης. 

Π. Εκτελεί ελεγκτικές εργασίες πεδίου, επιτόπου των έργων, διενεργεί τις 
αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές και ελέγχει δειγματοληπτικό την ποιότητα 
τυχόν υλικών που εισκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρεσίας "επί τόπου των 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2091 


έργων" ή σε αποθήκες του αναδόχου που έχουν δηλωθεί και εγκριθεί από την 
υπηρεσία ή στους χώρους παραγωγής τους (πηγές λήψης, εργοστάσια 
θεματοφυλακές). Επίσης μπορεί να ελέγχει δαγματοληπτικά, υλικά ή σύνθετα 
υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο ή στους χώρους κατασκευής και να 
διενεργεί, αν απαιτείται, δειγματοληψίες από τα μέσα μεταφοράς τους, 
προκειμένου να διαπιστώσει το δόιαμο των υλικών αυτών ή την παρασκευή 
τους σύμφωνα με την σε κάθε περίπτωση εγκεκριμένη σύνθεση. 

III. Διενεργεί επιθεωρήσεις ή και αξιολογήσεις των συστημάτων ελέγχου 
ποιότητας των αναδόχων, περιλαμβανόμενων των διαδικασιών, των 
καταγραφών αποτελεσμάτων, του εξοπλισμού των εργαστηρίων και των 
υπηρεσιών δοκιμών. 

IV. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί, μετά από εντολή της Εηιβλέπουσας το έργο 
του Υπηρεσίας, να διενεργεί και πρόσθετους ελέγχους και δοκιμές στον τόπο 
του έργου ή εκτός αυτού, καθώς και ελέγχους, δοκιμές και αιιθεω ρήσεις του 
διεξαγόμενου από προμηθευτές ελέγχου ποιότητας παράλληλα με τους επί 
τόπου πρότυπους συμβατικούς ελέγχους επαλήθευσης (περιλαμβανομένης της 
εφαρμογής τους και στις εκτός του χώρου εκτέλεοης του έργου καταοκευές) 
στους ακόλουθους ενδεικπκά τομείς: 

Σιδηροκατασκευές, επαλήθευση συγκολλήσεων 

-Προστατευτικές επιστρώσεις 

-Προκατασκευασμένο και ηροεντεταμένο σκυρόδεμα 

-Εξοπλισμοί Η/Μ, εφέδρανα γεφυρών και παραγωγή των στοιχείων τους. 

V. Διενεργεί δειγματοληπτικούς ποσοτικούς ελέγχους που αφορούν στην ανά 
φυσική μονάδα εργασίας περιεκτικότητα των υλικών και στις σύμφωνα με τη 
σύμβαση του έργου διαστάσεις της έτοιμης εργασίας. Ο ποσοτικός έλεγχος 
αφορά τις αντίστοιχες εργασίες πεδίου και δειγματοληψίες που διενεργεί ο 
Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

5. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διαθέτει και λειτουργεί ένα διαπιστευμένο εργαστήριο με 
δυνατότητες διακρίβωσης και βαθμονόμησης για όλες τις δραστηριότητες του 
παρόντος άρθρου που αναφέρονται στους συμβατικούς ελέγχους 
επαλήθευσης που διενεργεί. Μεριμνά επίσης για την εξασφάλιση της 
συνεργασίας ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου με δυνατότητες διακρίβωσης 
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και βαθμονόμησης για τους πρόσθετους ελέγχους και δοκιμές, ύστερα από 
διαβούλευση με την Επιβλέπουσα του έργου του Υπηρεσία. 

6. Σε περιπτώσεις που ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διαπιστώνει ότι κάποιοι συμβατικοί 
ποιοτικοί όροι είναι ελλιπείς ή αόριστοι ή δεν δύνανται να ικανοποιηθούν λόγω 
ανανηστοιχίας με το έργο, οι αντίστοιχοι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα: 
α) με τα ισχύοντα πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς (άρθρο 
21 του ν.1418/84), ή 

β) με τους όρους που καθορίζει σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
του φορέα κατασκευής του έργου, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

Αρθρο 2 

Υποχρέωση των υπηρεσιών και των ανσδόχων για παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. Εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του 
Ε.Σ.Π.ΕΛ. στους χώρους κατασκευής των έργων και σπς πηγές λήψης των 
υλικών καθώς και της ακώλυτης πραγματοποίησης δειγματοληψιών. 

1. Η Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που επιβλέπει τη 
σύμβαση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ή εντεταλμένα όργανά της, ενημερώνει εγγράφως τις 
Προϊστάμενες Αρχές των φορέων κατασκευής των έργων για τους 
επικείμενους ελέγχους του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στα έργα ευθύνης τους, με ταυτόχρονη 
κοινοποίηση σπς Διευθύνουσες Υπηρεσίες των φορέων κατασκευής όσο και 
στους αρμόδιους για τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα Γενικούς ή 
Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων ή Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών καθώς 
και στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές. 

Οι Προϊστάμενες Αρχές των προς έλεγχο έργων υποχρεούνται να 
διευκολύνουν την διενέργεια του ελέγχου του Ε.Σ.Π.ΕΛ., ενδεικτικά ως κάτωθι 

(0 διάθεση στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. φωτοαντιγράφων των συμβατικών τευχών, της 
τεχνικής μελέτης, των σχεδίων και του φακέλου ελέγχου ποιότητας του 
έργου. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα και από τον ανάδοχο 
στο εργοτάξιο του έργου ή να τα προσκομίσει ο ανάδοχος αν το έργο έχει 
περαιωθεί. Στις περιπτώσεις που από υπαιτιότητα του αναδόχου 
αποδεδειγμένο κωλυσιεργείται ή καθυστερείται ο έλεγχος η αρμόδιο Υπηρεσία 
του Υπ.Οικ.Ο. ενημερώνει την Προϊστάμενη Αρχή του έργου, η οποία και 
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υποχρεούται να κινήσει τις διαδικασίες επιβολής των κυρώσεων που 
προβλέπονται από το Π.Δ. 278/99. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχουν στον 
Ε.Σ.Π.ΕΛ, φωτοαντίγραφα από ; 

το τεύχος της διακήρυξης, τη σύμβαση, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, 
την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο 
μελέτης, το τιμολόγιο προσφοράς, τον προϋπολογισμό μελέτης τον 
προϋπολογισμό προσφοράς το πρόγραμμα κατασκευής την τελευταία 
πιστοποίηση, τους συγκριτικούς πίνακες ή τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες 
εργασιών, τις εγκριθεϊσες αλλαγές της μελέτης, τις εγκρίσεις παρατάσεων 
προθεσμίας τον κατάλογο των εγκεκριμένων σχεδίων (συμπεριλαμβανομένης 
της γενικής κάτοψης ή γενικής διάταξης του έργου), τα αποτελέσματα 
δοκιμών, τα έγγραφα που αφορούν κακοτεχνίες τις αναφορές μη 
συμμόρφωσης τους πίνακες ελάχιστων απαιτούμενων και εκτελεσθεισών 
ποιοτικών δοκιμών, τις μελέτες σύνθεσης τα πρωτόκολλα δοκιμών και τα 
πιστοποιητικά ποιότητας υλικών. 

(ϋ) παροχή ελεύθερης πρόσβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στα εργαστήρια των 
αναδοχών, αν οι συμβάσεις των έργων προβλέπουν τέτοια εργαστήρια. 

(ϋί) ενημέρωση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. για τα υλικά "επί τόπου των έργων" ή σε 
"αποθήκες του αναδόχων" ή στους πιστοποιημένους από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, χώρους παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του 
άρθρου 40 του Π.Δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') που πρόκειται να 
ενσωματωθούν στο έργο. Το ίδιο ισχύει για τις πηγές λήψης των αδρανών 
υλικών ή τις επιχειρήσεις προμήθειας των "σύνθετων υλικών" (π.χ. 
σκυροδέματος ασφαλτοσκυροδέματος κ.λπ.) ή βιομηχανικής παραγωγής 
υλικών, συσκευών, Η/Μ, κλιματιστικών κόκ. 

2. Οι Προϊστάμενες Αρχές είναι υπεύθυνες ως Εποπτεύουσες Αρχές για την 
τήρηση έναντι του Ε.Σ,Π.ΕΛ. των ανωτέρω υποχρεώσεων. Οι Προϊστάμενοι 
των Διευθυνουσών Υπηρεσιών (ή των αντιστοίχων τμημάτων κατασκευών) 
και 01 επιβλέποντες υποχρεούνται να διαθέτουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. τα ανωτέρω 
στοιχεία και κάθε τι σχετικό με τον έλεγχο. 

3. Οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες και οι ανάδοχοι των αντίστοιχων έργων 
υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στον Ε.Σ,Π.ΕΛ. τα εξής; 
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ΐ) την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβασή του στους χώρους κατασκευής και 
στα εργοτάξια των έργων καθώς και σπς πηγές λήψης των υλικών και 
στΌΐχεϊων που ενσωματώνονται στα έργα. 

μ) την επί τόπου ενημέρωσή του από τους επιβλέποντες μηχανικούς. Σε 
περιπτώσεις απουσιών ή κωλυμάτων, η επίβλεψη εκπροσωπείται από τους 
Προϊσταμένους των Διευθυνουσών Υπηρεσιών ή τους νόμιμους αναπληρωτές 
τους. Σε κάθε περίπτωση οι ανάδοχοι εκπροσωπούνται από τους διευθυντές 
των εργοταξίων ή παρίστανται με εκπροσώπους τους. 
ϋ1) την απρόσκοπτη διενέργεϊα αυτοψιών, δειγματοληψιών και μετρήσεων ή 
δοιαμών στο χώρο κατασκευής του έργου ή εκτός αυτού. 

Αρθρο 3 

Συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

Με μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, τα κρατικά ή άλλα αναγνωρισμένα Εργαστήρια 
Δημοσίων Έργων παρέχουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. κάθε αναγκαίο στοιχείο ή 
πληροφορία ή διευκρίνιση για τους ελέγχους που διενήργησαν στα αντίστοιχα 
έργα. 

Άρθρο 4 

Αποτελέσματα ελέγχων Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. καταγράφει, στην Τεχνική του Αναφορά, τα αποτελέσματα του 
ελέγχου, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

ί) τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης των 
καθηκόντων τσυ Ε.Σ.Π.ΕΛ., σε σχέση με την πρόοδο εκτέλεσης του φυσικού 
αντικειμένου του υπό έλεγχο έργου, 

ϋ) τα αποτελέσματα από την εξέταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν από 
κρατικά ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια δημοσίων έργων, 

Μΐ) τη συγκρότηση, τις δυνατότητες, το βαθμό πληρότητας και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων των εργαστηρίων των αναδοχών, αν 
προβλέπονται τέτοια στη σύμβαση κατασκευής. 
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ίν) τα αποτελέσματα των ελέγχων επαλήθευσης που διενεργήθηκαν από τον 
Ε.Σ.Π.ΕΛ. στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή σπς πηγές λήψης των υλικών 
ή στα εργοτάξια ή εργοστάσια/ μονάδες παραγωγής υλικών ή σύνθετων 
υλικών ή βιομηχανικών ειδών που ενσωματώνονται στο έργο και τα σχεπκά 
με τους ελέγχους αυτούς αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών στο 
εργαστήριο του Ε.Σ,Π.ΕΛ. 

ν) τη συνο^κή εικόνα από το μακροσκοπικό / οπτικό έλεγχο όλων των 
τμημάτων και εργασιών της κατασκευής στα οποία υπάρχει δυνατότητα 
πρόσβασης και παρατήρησης. 

νί) τα αποτελέσματα των ελέγχων συμμόρφωσης σε περιπτώσεις μη τήρησης 
των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και των ελέγχων αποκατάστασης των 
διαπιστωμένων (από προηγούμενους ελέγχους ή άλλες διαδικασίες) 
ελαττωμάτων. 

νίί) τις εργασίες που παρουσιάζουν αστοχίες ή πλημμέλειες και αν αυτές έχουν 
πιστοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία 

νϋϊ) ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. καταγράφει, στην Τεχνική του Αναψορά, με ακρίβεια τις 
θέσεις όπου παρατήρησε τα επουσιώδη ή ουσιώδη ελαττώματα (αστοχίες ή 
πλημμέλειες) και προτείνει: 

Το ύψος της περικοπής των αμοιβών των αναδοχών για τις περιπτώσεις που 
σύμφωνα με την κρίση του εμπίπτουν στο άρθρο 7 του ν. 1418/1984 
(επουσιώδης αστοχίες με δυσανάλογο κόστος αποκατάστασης) ή 
-Την άμεση αποκατάσταση των αστοχιών πλημμελειών που διαπιστώνει, με 
καθαιρέσεις ή ανακατασκευές, όπου απαιτούνται. 

ίχ) Ανακεφαλαιωτικό σημείωμα, που περιέχει το σύνολο των ευρημάτων του. 

2, Με βάση τα ανωτέρω, και με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί κρίνονται επαρκή, η Τεχνική Αναφορά καταλήγει σε πλήρως και 
ειδικώς αιτιολογημένες διαπιστώσεις για την κατάταξη των έργων σε 
κατηγορίες με βάση τη διάκριση των διαπ ιστού μενών ελαττωμάτων 
(ποσοτικών και ποιοτικών αστοχιών) σε τμήματα ή στο σύνολο των έργων ως 
εξής: 

Κατηγορία έργων (ί): περιπτώσεις που, σύμφωνα με αιτιολογημένη κρίση του, 
είτε δεν υπάρχουν καθόλου αστοχίες είτε οι αστοχίες ή πλημμέλειες (σε 




2096 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


οποιοδήποτε τμήμα του έργου και αν βρίσκονται), έχουν επουσιώδη 
χαρακτήρα, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες στην όλη ποιότητα των 
εργασιών ή μπορεί εύκολα να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο. 

Κατηγορία έργων (ϋ): έργα με ουσιώδη ελαττώματα, που όμως δεν επιφέρουν 
επιπτώσεις στην αντοχή και στατική επάρκεια των κατασκευών και εκημάται 
ότι θα οδηγήσουν σε ενωρίτερο χρόνο τη συντήρηση. 

Κατηγορία έργων (ϋϊ): έργα με ουσιώδη ελαττώματα που όμως επιφέρουν 
ιδιαίτερα σοβαρές και μη ανατάξιμες επιπτώσεις στα έργα (σε ότι αφορά την 
αντοχή και την στατική τους επάρκεια) και εκτιμάται βάσιμα και αιτιολογημένα 
ότι θα απαιτήσουν καθαιρέσεις και ανακατασκευές. 

3. Στις περιπτώσεις που οι αστοχίες ή πλημμέλειες εντοπίζονται σε έργο για 
πρώτη φορά, και αυτές κρίνονται ως ουσιώδη ελαττώματα, το έργο 
χαρακτηρίζεται ως "εηανελέγξιμο", με υποχρέωση επανελέγχου από τον 
Ε.Σ.Π.ΕΛ. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αποστολής της 
Τεχνικής Αναφοράς στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας. 

4. Οι Τεχνικές Αναφορές του Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχουν εμηιστευτικό χαρακτήρα και ο 
ίδιος υποχρεούται στην τήρηση της εχεμύθειας και στο μη σχολιασμό προς 
τρίτους των δραστηριοτήτων και διαπιστώσεών του. 

Αρθρο 5 

Χρήση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. 

Αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων & αστοχιών. 

1. Ο Ε,Σ.Π.ΕΛ, υποβάλλει τις Τεχνικές Αναφορές του στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία του, η οποία τις κοινοποιεί στις Προϊστάμενες Αρχές των φορέων 
κατασκευής των έργων, τις Διευθύνουσες Υπηρεσίες των έργων, στους 
αρμόδιους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των αντίστοιχων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές και στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τα ανακεφαλαιωτικά 
σημειώματα κοινοποιούνται στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής και στην 
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). 

2. Στις περιπτώσεις έργων που κατατάσσονται στις κατηγορίες (ϋ) & (ϊϋ) του 
ανωτέρω Άρθρου 4, οι Τεχνικές Αναφορές υποχρεωτικά κοινοποιούνται στο 
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Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, του άρθρου 22 του Ν. 1418/84, το 
οποίο και θέτει τα αντίστοιχα έργα σε διαρκή Επιθεώρηση. 

3. Στις περιπτώσεις που ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. κατατάσσει τα έργα στην κατηγορία (ϊϋ) 
τότε οι αντίστοιχες Τεχνικές Αναφορές; κοινοποιούνται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη 
διερεΰνηση τυχόν διοικητικών ευθυνών των εμπλεκομένων, καθώς και στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για διερεΰνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. 

4. Οι Προϊστάμενες Αρχές και οι Διευθΰνουσες Υπηρεσίες των έργων, με 
ευθύνη των Προϊσταμένων τους, μετά την λήψη των Τεχνικών Αναφορών του 
Ε.Σ.Π.ΕΛ., υποχρεούνται : 

• να προβούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων (σύμφωνα με τα ευρήματα 
και τις συστάσεις του Ε.Σ.Π.ΕΛ.) το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την 
ημερομηνία παραλαβής της Τεχνικής Αναφοράς του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και σε κάθε 
περίπτωση πριν από την οριστική παραλαβή των υπό έλεγχο έργων. 

• να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων στην παραγωγή 
του έργου με τις συστάσεις του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και να παρακολουθήσουν τον τρόπο 
αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων (κστόπτοκτη ποινικών 
ρητρών, περικοπή αμοιβών του αναδόχου, καθαιρέσεις ανσκατσσκευές του 
έργου), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας περί Δημοσίων 
Έργων. 

• να μεριμνήσουν για την εκκίνηση των απαραίτητων διαδικασιών που 
αφορούν την επιβολή των οριζόμενων ποινών στους αναδόχους, εφόσον στις 
Τεχνικές Αναφορές του Ε.Σ.Π.ΕΛ. αναφέρονται παραβάσεις των κανονισμών 
εκτέλεσης των δημοσίων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Π.Δ. 121/2001 ή /και 278/1999. 

• να δηλώσουν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο υποβολής των 
Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, τα διοικητικά πρόστιμα που 
επιβάλλονται και τα οποία πρέπει να αφαιρούνται από τις δηλώσεις πληρωμών 
του έργου. 

• ειδικότερα, σε ότι αφορά τα έργα που κατατάσσονται στις κατηγορίες (ϋ) & 
(ίϋ) σύμφωνα με το άρθρο 4 της ηαρούσης, οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες των 
έργων αυτών, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους καθώς των Προϊσταμένων 
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Αρχών των έργων, υποχρεοϋνται εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη των 
Τεχν^κών Αναίρορών να υποβάλλουν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και να 
κοινοποιήσουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ., στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ., 
στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής και στην Ε.Δ.ΕΛ., χρονοδιάγραμμα και 
τρόπο αποκατάστασης των ευρημάτων των ελέγχων καθώς και τα μέτρα που 
έλαβαν προς τους αναδοχους των έργων, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης δεν δύναται να υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του, με εξαίρεση ειδικές 
περιπτώσεις και κατόπιν έγκρΐ(πις από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, όταν 
συντρέχουν περιστάσεις που είναι ανεξάρτητες από την ευθύνη των 
Διευθυνουσών Υπηρεσιών και των αναδόχων των εν λόγω έργων. 

• μετά το πέρας των αποκαταστάσεων της ανωτέρω παραγράφου και σε κάθε 
περίπτωση πριν την παρέλευση τετραμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής 
Τεχνικής Αναφοράς του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή 
παραλαβή, να προβούν άμεσα στις εξής ενέργειες: 

υποβάλλουν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, με κοινοποίηση στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ., έκθεση αποκατάστασης των ευρημάτων 
συνοδευόμενη από αίτημα επανελέγχου των αντίστοιχων έργων, 
υποχρεοϋνται να κοινοποιήσουν, σε χρονικό διάστημα που δεν πρεπει να 
υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, σε όλα τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται 
στην προηγούμενη παράγραφο όλες τις Ειδικές Διαταγές που επέβαλαν και 
που αφορούν περικοπή αμοιβών των αναδόχων. 

5. Σε κάθε περίπτωση οι Προϊστάμενες Αρχές των υπό έλεγχο έργων δεν 
επιτρέπεται να προβούν σε οριστική παραλαβή των έργων που έχουν 
καταταχθεί στις κατηγορίες (ιι) και (ιιι),εάν δεν έχει προηγηθεί επιβεβαίοιση 
της αποκατάστασης των ευρημάτων από τον ΕΣΠΕΛ. 

Κστ’εξαίρεση μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον ΕΣΠΕΛ 
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η εηιβεβαίωση 
αποκατάστασης να ανατεθεί από ατην αρμόδια διαχειριστική αρχή σε 
πιστοποιημένο φορέα ελέγχου ποιότητας και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την 
τεχνική βοήθεια του άρθρου 12 του ν.2860/2000. 
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6. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, έχει υποχρέοκτη να παρακολουθεί την 
τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών. Εφόσον οι παραπάνω προθε(φιίες (της 
παραγράφου 4) σε έργα που έχουν χαρακτηριστεί "επανελέγξιμα" παρέλθουν 
άπρακτες ή ο νεότερος έλεγχος του Ε.Σ.Π.ΕΛ. τα έχει κατατάξει στις 
κατηγορίες (ϋ) ή (ίϋ), τότε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 6 του Ν.2860/2000 τα αρμόδια ελεγκπκά όργανα διενεργούν έκτακτο 
δημοσιονομικό έλεγχο και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτού εφαρμόζονται οι 
διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων, της Κ.Υ.Α. 
907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ/Β/02.07.2003). Επισημαϊνεται ότι άμεσο αποτέλεσμα 
της κατάταξης ενός έργου στην κατηγορία (ϋ) ή (ΐϋ) είναι η αναστολή 
επιλεξιμότητας των δαπανών του από το αντίστοιχο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα. 

7. Μετά τη λήψη των εγγράφων επιβεβαίωσης αποκατάστασης των 
ελαττωμάτων, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. ασκεί επανελέγχους. Σκοπός των οποίων είναι η 
διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορέων κατασκευής/ αναδόχων στις 
συστάσεις της Τεχνικής Αναφοράς. 

8. Οι δαπάνες αποκατάστασης των ελαττωμάτων στα έργα, που 
διαπιστώθηκαν από τον Ε,Σ.Π.ΕΛ., βαρύνουν τους αναδόχους των υπό έλεγχο 
έργων. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη σύμβαση δεν προκύπτει ευθύνη 
των Αναδόχων, όπως σε περιπτώσεις ανώτερος βίας ή εκτέλεσης έργων δΓ 
αυτεπιστασίας, γεγονός που θα βεβαιώνεται από το Σώμα Επιθεωρητών 
Δημοσίων Έργων (Σ.Ε,Δ.Ε.), αυτές καταλογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
των δημοσιονομικών διορθώσεων και βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο και 
συγκεκριμένα το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα 
αρμοδιότητας Υπουργείων και Περιφερειών ή τους προϋπολογισμούς των 
Νομικών Προσώπων για έργα αρμοδιότητας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Σε καμία 
περίπτωση δεν αποτελούν πληρωμές συγχρηματοδοτούμενες από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. 

9. Στις περιπτώσεις που οι ανάδοχοι των έργων ασκούν διοικητικές 
προσφυγέςανσφορές οι αρμόδιες Αρχές που επιλαμβάνονται των ανακλήσεων 
ή τροποποιήσεων ή ακυρώσεων για τις σχετικές διοικητικές πράξεις μπορεί να 
ζητήσουν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. τη διενέργεια 
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λεπτομερούς επανελέγχου επαλήθευσης της ποιότητας από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο 
σύνολο του έργου, 

Προκειμένου γία "δικαστική επίλυση διαφορών", αν κρίνεται αναγκαίο, ο 
Ε.Σ.Π.ΕΛ. παρίοταται ως μάρτυρας του Κυρίου τού Έργου, εκπροσωπούμενος 
με στέλεχος της "Ομάδας Διοίκησης" του. 

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχί^ι από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της πσρούσης καταργείται η 
Δ17α/10/16/ΦΝ 380 Απόφαση (Φ.Ε.Κ.122 Β'), όπως τροποποιήθηκε με το 
Φ.Ε.Κ 558/675.6.1998. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2101 


ΥΠεΧΩΔΕ ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ-374 Β'):Έγκριση 

Κανονισμού Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ- 23 Α'). 

2. Το πρακτικό αριθ. 1 της συνεδρίασης την 30.5.86 του Εποπτικού 
Συμβουλίου του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, με το οποίο 
προτείνεται Κανονισμός προς έγκριση για τις Επιθεωρήσεις έργων του 
δημοσίου τομέα, αποφασίζουμε; 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων που προτείνεται 
από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και 
που έχει ως εξής : 

"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" 

(Ν. 1418/84, άρθρο 22, παρ. 8) 

Άρθρο 1 ; Γενικές Αρχές Επιθεωρήσεων 

Ι,Σκοπός των Επιθεωρήσεων είναι ο έλεγχος, εξακρίβωση και συγκέντρωση 
στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή των έργων, ο 
εντοπισμός και διαπίστωση τυχόν προβλημάτων, ατελειών ή παραλείψεων που 
εμφανίζονται στην πορεία εκτέλεσης και η έγκαιρη πληροφόρηση των 
υπεύθυνων φορέων, ώστε να είναι δυνατές διορθωτικές παρεμβάσεις, με 
κατάλληλες νομοθετικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις, και η λήψη 
μέτρων για τον καταλογισμό ευθυνών όταν υπάρχουν. 

2. Με τις Επιθεωρήσεις πέρα από τον έλεγχο, διαπίστωση και λήψη μέτρων, 

επιδιώκεται: 

η αρμονική συνεργασία με τις Υπηρεσίες, η ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών για το σύνολο των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων και η ανάληψη 
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πρωπιβουλιών για την προώθηση και γρήγορη διεκπεραίωση των θεμάτων, με 
τελικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών, τη βελτίωση 
της ποιότητας και τη μείωση του κόστους των έργων. 

επισήμανση δυσχερειών στην άσκηση των Υπηρεσιακών ενεργειών καθώς 
και η εκτίμηση του ρόλου και της προσφοράς των Υπηρεσιών κατά την 
εκτέλεση της αποστολής τους. 

δημιουργία κλίμακας εμπιστοσύνης και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ 
όλων των συντελεστών παραγωγής των έργων. 

3. Η Επιθεώρηση των έργων είναι τακτική και έκτακτη. 

Τακτική Επιθεώρηση ενεργείται κατά περιόδους, που καθορίζονται από το 
Εποπτικό Συμβούλιο. Έκτακτη Επιθεώρηση γίνεται στις περιπτώσεις που 
ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν και μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένο έργο ή 
Ομάδα Έργων και σε ορισμένες Υπηρεσίες ή ομάδα Υπηρεσιών. 

Η εντολή τακτικής ή Έκτακτης Επιθεώρησης παρέχεται από τον Πρόεδρο του 
Εποπτικού Συμβουλίου ή τα μέλη αυτού, εφόσον υπάρχει σχετική 
εξουσιοδότηση του Προέδρου προς τα μέλη. 

Εντολή Επιθεώρησης μπορεί να δώσει απευθείας ο Υπουργός και Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

4. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε. εφοδιάζεται : 

α) Σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, με ειδικό δελτίο που αποδεικνϋει την 
ιδιότητά του. Ο τύπος και τα στοιχεία του δελτίου καθορίζονται από το 
Εποπτικό Συμβούλιο. 

β) Για κάθε επιθεώρηση τακτική ή έκτακτη με ειδικό έντυπο εντολής 
επιθεώρησης. 

Τα πιο πάνω στοιχεία (α) και (β) επιδεικνύονται από τον Επιθεωρητή Δ.Ε. 
στον Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία θα γίνει η Επιθεώρηση. 

Το στοιχείο (α) εηιστρέφεται υποχρεωτικά όταν τελειώσει η θητεία του 
Επιθεωρητή. 

Φωτοαντίγραφο του στοιχείου (β) επισυνάπτεται στην έκθεση, που ο 
Επιθεωρητής Δ.Ε., υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο. 

Τα στοιχεία (α) και (β) καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. 
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Αρθρο 2 : Αντικείμενο Επιθεωρήσεων 

1. Επιθεωρήσεις διενεργούντσι στα έργα των φορέων του Δημοσίου Τομέα, 
όπως αυτός προσδιορίστηκε στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Νόμου 1256/82 
{ΦΕΚ-65 Α'). 

2. Σε Επιθεώρηση υπόκεινται οι Υπηρεσίες και τα έργα ολόκληρης της 
επικράτειας· Ως χώροι Επιθεωρήσεων ορίζονται οι έδρες των Υπηρεσιών και οι 
τόποι των έργων. 

3. Οι επιθεωρήσεις εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής από τη μελέτη, 
τη δημοπράτηση, την κατάρτιση των συμβάσεων, τη διαχείριση των 
συμβάσεων μέχρι και την οριστική παραλαβή των έργων και σε οποιοδήποτε 
στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω φάσεις. Ελέγχονται ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τα εξής: 

Οι Μελέτες των έργων να είναι άρτιες και πλήρεις. 

Να τιμολογούνται - κατά το δυνατό όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθοϋν, 
ώστε να ολοκληρώνονται τεχνικά και λειτουργικά τα έργα και να 
εξασφαλίζονται στους διαγωνισμούς συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. 

Το τεχνικό αντικείμενο της Μελέτης να ανταποκρίνεται σε ολοκληρωμένο έργο 
ή ολοκληρωμένο και αυτοτελές για χρήση τμήμα έργου. 

Τα υλικά όλων των έργων που κατασκευάζονται, είτε από εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις η από τους φορείς τους με αυτεπιστασία, να ανταποκρίνονται 
στις υπάρχουσες δυνατότητες κατ' απόλυτη προτεραιότητα εσωτερικής 
αγοράς. 

Στις Μελέτες των έργων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, να προδιαγράφονται οι 
όροι για τις απαραίτητες άδειες επεμβάσεων ή τομών στα οδοστρώματα, 
καθώς και οι όροι για την έγκαιρη και πλήρη αποκατάσταση των φθορών στα 
οδοστρώματα, στα γειτονικά έργα ή σε τρίτους. 

Η εκτίμηση του συνολικού χρόνου περοίωσης των έργων να ανταποκρίνεται 
στις ιδιαιτερότητες του έργου, του τόπου κατασκευής, των προϋποθέσεων 
χρηματοδότησης και λοιπών ειδικών συνθηκών. 

Η σωστή επιλογή του συστήματος υποβολής προσφορών η περιγραφή των 
ειδικών όρων, των τιμολογίων μελέτης και προσφοράς, η πληρότητα των 
Διακηρύξεων και η ευρεία δημοσιότητα και συμμετοχή στους διαγωνισμούς. 
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Η νόμιμο «αι τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και εφαρμογή τυχόν παρεκκλίσεων 
του άρθρου 11, παρ. 2 του Ν.Δ. 2386/53, όπως ισχύει μετά το Β.Δ. 120/60. 

Η πλήρης αιτιολόγηση των "εξαιρετικών” διαδικασιών τυχόν απευθείας 
αναθέσεων κλπ., δηλ. οι εξαιρέσεις του άρθρου 86 του Ν.Δ. 361/69 (ΦΕΚ-205 
Α’), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των υπόλοιπων εξαιρέσεων των 
ειδικών περιπτώσεων της κείμενης νομοθεσίας. 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ή των δικαιολογημένων 
τροηοποιήσεών του. 

Η σύμπραξη του Μελετητή στην κατασκευή του έργου και η τήρηση των 
παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 716/77. 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας σπς "Επιτροπές 
παρακολούθησης των Έργων" στις περιπτώσεις που έχουν συσταθα και 
λειτουργούν τέτοιες επιτροπές. 

Η εκτέλεση πρόσθετων ή υπερσυμβστικών εργασιών, μόνο εφόσον έχουν 
προεγκριθεί ή εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα. 

Τα θέματα που αφορούν στις παρατάσεις προθεσμιών, γενικών ή ειδικών των 
ποινικών ρητρών, των συγκριτικών πινάκων κοι Π.Κ.Τ.Ν.Μ.. 

Οι πληρωμές των εργασιών και ο σωστός υπολογισμός της αναθεώρησης των 
τιμών, με βάση την κατανομή των ποσοτήτων εργασιών, για κάθε 
αναθεωρητική περίοδο, στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

Η τήρηση τυχόν ανατρεπτικών προθεσμιών και η διενέργεια των παραλαβών 
των έργων μέσα σπς προθεσμίες που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. 

Η οικονομικότητα των εργασιών που εκτελούνται με αυτεπιστασία και η χρήση 
διαχείριση. 

Άρθρο 3 : Τρόπος διενέργειας των Επιθεωρήσεων 

1. Ο αριθμός των Επιθεωρητών Α.Ε., που ενεργεί κάθε συγκεκριμένη 
Επιθεώρηση - τακτική ή έκτακτη - καθώς και ο αναγκαίος για την Επιθεώρηση 
χρόνος, καθορίζονται κάθε φορά από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

2. Η τακτική Επιθεώρηση Υπηρεσίας ενεργείται κατά κανόνα από Επιθεωρητή 
ή Επιθεωρητές Δ.Ε., που, σε προγενέστερο χρόνο, δεν έχουν επιθεωρήσει την 
ίδια Υπηρεσία. 
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Εντολή έκτακτης επιθεώρησης δεν πρόκειται στον ίδιο ή τους ίδιους 
Επιθεωρητές Δ.Ε, που είχαν διενεργήσει την τελευταία τακτική Επιθεώρηση 
της ίδιας Υπηρεσίας. 

3. Ο τρόπος διενέργειας των Επιθεωρήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, υπόκειται 
σε γενικούς κανόνες σύμφωνα με τα επόμενα του παρόντος άρθρου. 

4. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., μεταβαίνει χωρίς ή με προειδοποίηση, στην έδρα της 
Υπηρεσίας ή στους τόπους των έργων. 

Ανακοινώνει στον Προϊστάμενο της Υπηρείας ή - σε περίπτωση απουσίας του - 
στο νόμιμο Αναπληρωτή του το σκοπό της επίσκεψής του, επιδεικνύει τα 
στοιχεία (α) και (β) της ηαρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, τον 
ενημερώνει για το γενικώτερο σκοπό και χαρακτήρα των Επιθεωρήσεων και 
του υπενθυμίζει - αν χρειαστεί - το άρθρο 5 του παρόντος, για τις 
υποχρεώσεις των Υπηρεσιών. 

Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., ερευνά του φακέλλους των εργολαβικών συμβάσεων ή 
με αυτεπιστασία εκτελουμένων έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία. 

Η έρευνα δυνατόν να αφορά στο σύνολο των εκτελουμένων έργων ή μέρος 
του συνόλου ή αντιπροσωπευτικές ομάδες ή κατηγορίες έργων. 

Ελέγχει, εντοπίζει, εξακριβώνει και καταγράφει τυχόν ατέλειες ή παραλήψεις 
που αφορούν στην επίβλεψη και εποπτεία των υπόψη έργων, με βάση τις 
γενικές αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού για 
το αντικείμενο των Επιθεωρήσεων. 

5. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., επιθεωρεί τα έργα, προκειμένου να διαπιστώσει την 
έντεχνη κατασκευή και άρτια εμφάνισή τους. 

Στις επιτόπιες Επιθεωρήσεις ο Επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει την παρουσία 
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή του 
επιβλέποντα Μηχανικού. 

Ενημερώνει επί τόπου, ελέγχει, διαπιστώνει και καταγράφει διάφορα στοιχεία 
που αφορούν ενδεικτικά μεταξύ άλλων στη νόμιμη εκπροσώπηση και επί 
τόπου στελέχωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην επάρκεια μηχανικών 
μέσων, στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, στην ποιότητα 
και σωστή φύλαξη υλικών που προσκομίστηκαν για ενσωμάτωση στο έργο, 
στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας τυχόν ημιτελών κατασκευών 
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του έργου, στη συνεχή και συστηματική επίβλεψη των εργασιών, στην 
τήρηση ςχικέλλου εργαστηριακών ελέγχων, στην τήρηση ημερολογίου του 
έργου και στοιχείων παραλαβής αφανών εργασιών, στην πορεία σύνταξης και 
ελέγχου των επιμετρήσεων, στην αποκατάσταση τυχόν ελαττωματικών 
κατασκευών κλπ.. Αντίστοιχα στοιχεία ελέγχει και προκειμένου για έργα που 
εκτελούνται με αυτεπιστασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων, 
των μέτρων και την απασχόληση του προσωπικού. 

Αρθρο 4 : Υποχρεώσεις Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 

1. Κάθε Επιθεωρητής Δ.Ε., είναι υποχρεωμένος : να διενεργείσ επιθεωρήσεις 
ύστερα από εντολή του Εποπτικού Συμβουλίου, να συγκεντρώνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη 
διοίκηση και εποπτεία των έργων από τις Υπηρεσίες, να συντάσσει και 
υποβάλλει έγκαιρα στο Εποπτικό Συμβούλιο την έκθεσή του και 
χρειάζεταιπαράρτημα έκθεσης με περισσότερες διευκρινίσεις, να υποβάλλει, 
δύο φορές το χρόνο στο Εποπτικό Συμβούλιο μέσα στο χρονικό διάστημα των 
δύο πρώτων μηνών κάθε εξαμήνου, γραπτές προτάσεις, που να εκφράζουν τις 
προσωπικές του απόψεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
Επιθεωρήσεων, νσ εκθέσει με σαφήνεια και πληρότητα τις απόψεις του στα 
επίμαχα ζητήματα που διαπιστώνει στις Επιθεωρήσεις του και να προτείνει 
λύσεις ή εναλλακτικές προτάσεις, να παρέχει με την έκθεσή του, ιδιαίτερες 
πληροφορίες για την όλη κατάσταση της υπηρεσίας. 

2. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., δε δεσμεύεται στην τήρηση σειράς ή 
προτεραιοτήτων στο αντικείμενο των επιθερωρήσεων, εκτός αν αυτά έχουν 
καθοριστεί ειδικά στην εντολή επιθεώρησης από το Εποπτικό Συμβούλιο. 
Άρθρο 5 ; Υποχρεώσεις Υπηρεσιών των Φορέων που εκτελούν έργα 

1. Οι Υπηρεσίες όλων των Φορέων που εκτελούν δημόσια έργα υπόκεινται 
υποχρεωτικά σε επιθεώρηση. 

2. Οι Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν και να διαθέτουν για την 
διευκόλυνση των Επιθεωρήσεων ; 

Πίνακα εκτελουμένων έργων με τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικό τους 
στοιχεία. 

Τα στοιχεία των συμβάσεων με τις αντίστοιχες Μελέτες. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2107 


Τις εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις με τα οικονομικά στοιχ^α των έργων. 
Τη χρονοδιαγραμμσπκή εξέλιξη απορρόφησης του ετήσιου ορίου πληρωμών 
και κάθε άλλο απαραίτητο τεχνικό συμβατικό και οικονομικό στοιχείο. 

3. Το περιεχόμενο των πινάκων, φακέλλων και λοιπών στοιχείων των έργων 
της πσρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να καθορίζεται με εγκύκλιες Δ/γές 
που εκδίδονται αρμόδια. 

4. Οι Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση 
στους Επιθεωρητές Δ.Ε. όπως ; διάφορα πληροφοριακά ή στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με το τεχνικό προσωπικό, διαθέσιμα υλικά και μηχανήματα, 
προσωπικό συντήρησης και φύλαξης των έργων, στοιχεία για τις απολογιστικέ 
εργασίες, δαπάνες υλικών και καυσίμων του μηχανικού εξοπλισμού, 
λειτουργικές δαπάνες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία για την 
απόδοση και παραγωγικότητα του Υπηρεσιακού Έργου. 

5. Η έλλειψη διάθεσης συνεργασίας της Υπηρεσίας και κάθε παράλειψη, 
άρνηση και απόκρυψη στοιχείων που συντελεί την υποβάθμιση ή και αποτυχία 
του σκοπού της Επιθεωρήσεως, συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό υπηρεσιακό 
παράπτωμα, με άμεσες συνέπειες για τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή και 
τον υπεύθυνο Υπάλληλο, εφόσον διαπιστωθεί ότι τους βαρύνει αντίστοιχα η 
ευθύνη της παράβασης. 

Για τη διαπίστωση της παράβασης συντάσσεται ειδική έκθεση του Επιθεωρητή 
και για την παραπέρα επιβολή κυρώσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι κείμενες 
διατάξεις. 

Άρθρο 6 : Χρήση Αποτελεσμάτων Επιθεώρησης 

1. Η έκθεση τακτικής ή έκτακτης Επιθεώρησης Υπηρεσίας στέλνεται, από το 
Εποπτικό Συμβούλιο, στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής. 

2. Αν το Εποπτικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο, ορισμένες εκθέσεις 
Επιθεωρήσεων μπορεί να υποβληθούν μόνο στον Υπουργό Περιβάλλοντος - 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 
του Ν. 1418/84 ασκεί την εποπτεία στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα 
στη χώρα προκειμένου να κρίνει για την περαιτέρω προώθηση της έκθεσης. 
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3. Αν, από την έκθ€χτη επιθεώρησης, προκύπτουν ατέλειες ή παραλείψεις με 
άμεσες συνέπειες στο χρόνο και το κόστος των κατασκευών ή διαπιστώνονται 
ή υποκρύπτονται περιστατικά βλαπτικά για το συμφέρον του έργου και 
γενικότερα πλημμέλειες - διαφόρων βαθμών στην παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και τη διοίκηση των έργων, το Εποπτικό Συμβούλιο πληροφορο 
έγκαιρα τους υπεύθυνους φορείς για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. 

Η επισήμανση παραβάσεων που, κατά την κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου - 
επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, γίνεται σε ειδικά παράρτημα που 
συνοδεύει την έκθεση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Το Εποπτικά Συμβούλιο αν διαπιστώνει πραγματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις, που διώκονται αυτεπάγγελτα, υποχρεούται 
να στείλει την έκθεση επιθεώρησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

Άρθρο 7 : Τήρηση της εχεμύθειας 

1. Η Επιθεώρηση Δ.Ε., ως διοικητική ενέργεια, είναι απόρρητη. 

2. Το απόρρητο των ενεργειών χαρακτηρίζει το έργο τόσο των επιθεωρητών 
Δ.Ε. όσο και του υπόλοιπου προσωπικού που τους παρέχει διοικητική μέριμνα 
(παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 1418/84). 

3. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., δε σχολιάζει τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης 
στους Προϊσταμένους ή στο προσωπικό των Υπηρεσιών που επιθεωρούνται ή 
στους τρίτους. 

Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., διατυπώνει παρατηρήσεις και παρέχει διευκρινήσεις 
αποκλειστικά και μόνο στο Εποπτικό Συμβούλιο. 

4. Παραβάσεις των απαγορευτικών όρων του παρόντος άρθρου καθώς και 
απόκρυψη στοιχείων επιβαρυντικών για την υπηρεσία που επιθεωρείται, 
συνιστούν σοβαρούς λόγους για την ανάκληση των καθηκόντων του 
Επιθεωρητή Δ.Ε., πριν τελειώσει η θητεία του. 
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Αριθμ. 20977/07 (ΦΕΚ 1673 Β/23-8-2007) : Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν, 3310/ 2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
V. 3414/2005 

ΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις; 

α) του V. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α 7 14.2.2005), και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 5 
αυτού, 

β) του V. 3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005» (ΦΕΚ 279 
Α710.11.2005), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 5 αυτού, με το οποίο 
σναριθμήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 σε παρ. 4 του άρθρου 
5 του νόμου αυτού και της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005, 
γ) του π.δ. 310/1996 «Πα τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο 
των Μ.Μ.Ε.» (ΦΕΚ Α’ 214/29.8.1996), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 10α 
στο π.δ. 213/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ρα¬ 
διοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής 
Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.)» (ΦΕΚ Α’ 
112/15.6.1995), 

δ) του π.δ. 213/1995 και ιδίως του άρθρου 10α αυτού, 
ε) του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών, που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 
Α' 66/11.4.1996), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 και διορθώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 
V. 3414/2005, 
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οτ) του V. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασπς και άλλες αρχές 
και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 262 
Α729.11.2000) και ιδ!α>ςτου άρθρου 7 ηαρ, 2β αυτού, 
ζ) του άρθρου 3 του η.δ. 100/2000 «Εναρμόνιση της 
ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεί^’ας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30.6.1997 (ΕΕ αριθ. 1202 
της 30.7.1997, σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της 
Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθμ. Ι 298 της 17.10.1989 σ. 23) 
σχεηκά με την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α' 98/17.03.2000), 
η) του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της 
τοπικής ραδιθ(ρωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 159/3.8.1995) και όπως 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3310/2005 και το ν. 3414/2005, 
θ) του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 2/8.1.1988) και όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 17 του ν. 3310/2005 και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3414/2005, 
ι) του V. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιο^ρωνικών και 
τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 233/13.10.1998), 
και ιδίως των παρ. 2 και 7 του άρθρου 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τις 
παρ. 18 και 19 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 και τροποποιήθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3414/2005, 

ια) του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέροχϊης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» 
(ΦΕΚ Α' 178/2.7.2003), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 
12 του V. 3310/2005 και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 
3414/2005, 

ιβ) του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», (ΦΕΚ Α' 37) όπως 
ισχύει, 

ιγ) του V. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 91), 
όπως ισχύει, 
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^δ) του β.δ. της 19ης Αηριλίου/Ιης Μαΐου του 1835 «Εμπορικός Νόμος», όπως 
ισχύει, 

ιε) της υπ' αριθμ. 24014/25.11.2005 κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικράτειας με θέμα «Δικαιολογητικά για την εφαρ¬ 
μογή του V. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 
1637/Β725.11.2005), 

ιστ) του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 84), 
ιζ) της υπ' αριθμ, Υ93/26.5.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικράτειας» (ΦΕΚ Β’ 789), 
ιη) του V. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α' 50/10.4.1997), όπως ισχύει, 
ιθ) της υπ' αριθμ. 2458/22.2.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης 
«Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε 
αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου» (ΦΕΚ 
267 Β 71.3.2005), όποος τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 92605/20.9.2005 
ομοία κοινή απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού 
μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης» (ΦΕΚ 1334 Β 721.9.2005) και 
κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98), 
κ) του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του V. 2081/1992 (ΦΕΚ ΑΊ54) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α'38) και κωδικοηοιήθηκε με το άρθρο 90 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98). 

2. Την υπ' αριθμ. 15014/15.11.2005 γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 15416/24,11.2005 
ομοία και με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1312/21.11.2005 έγγραφο των ειδικών 
επιστημόνων του ΕΣΡ. 

3. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για την τήρηση των 
αντίστοιχων μητρώων από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. για τις 
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και τις επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες 
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συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3414/2005. 

4. Την υπ' αριθμ. 11426/23.8.2007 γνώμη του Εθνικού Συμβου>αου 
Ραδιοτηλεόρασης. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά 
έτη, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που κατατίθενται ενώπιον του Τμήματος 
Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ για την τήρηση του προβλεπάμενου από τις 
διατάξεις του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005, 
μητρώου των επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και των Επιχειρήσεων που 
συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις ίι>ς ακολούθως: 

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Για την τήρηση του προβλεπάμενου από τις διατάξεις του π.δ. 310/1996 
μητρώου των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, πέραν των αναφερομένων 
στο ανωτέρω π.δ. εγγράφων, οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης πρέπει να 
προσκομίζουν και τα ακόλουθα: 

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, το ανωτέρω 
αντίγραφο ποινικού μητρώου αφορά στο φυσικό πρόσωπο που κατέχει την 
επιχείρηση. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν 
έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 
3310/2005, όπως ανπκαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3310/2005, ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3414/2005. 

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως τούτο 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005, ενόψει της υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις αρκεί 
να προσκομίζουν, δια των νομίμων εκπροσώπων τους μόνον στην 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπεύθυνη δήλωση του 
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άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί κοταδικαστική 
αηόςραση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως 
ανη καταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας για τις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης ή για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, 
μπορούν να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εηιχ^ρησης ή από 
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, προσκομίζοντας και επικυρωμένο 
αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. 

3. Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των 
επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση 
που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από Συμβολαιογράφο, Δικαστική ή Διοικητική Αρχή, 

4. Εάν πριν την υπογραφή της συμβάσεως εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης που 
συμμετέχει σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, κατά το άρθρο 3 
παρ, 4 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση απέχει από την υπογραφή της σύμβασης και 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή και στο 
Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης 
αυτής καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων 
της, στο οποίο αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως η 
επιχείρηση ί^τεί από το ανωτέρω Τμήμα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπίος αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005, πιστοποιητικού περί 
συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. 

5. Στην περίπτακτη της προηγούμενης παραγράφου η Αναθέτουσα Αρχή 
κοινοποιεί την εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ μαζί με την απόφασή 
της περί αποκλεισμού του εν λόγω υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί το 
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αργότερο πριν την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης ο αποκλεισμός του, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως αναριθμήθηκε 
και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005. 

6. Εάν η οριστική καταδικαστική απόφαση για την τέλεση του αδικήματος της 
ενεργητικής διαφθοράς εκδοθεί μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, 
ο Ανάδοχος υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή και 
στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας σχετική υπεύθυνη δήλωση με αντίγραφο της 
απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 
προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. την απόφασή της περί εκπτώσεως εξ αυτού του λόγου 
του Αναδόχου, προκειμένου αυτή να ελεγχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως αυτή αναριθμήθηκε και 
αντί καταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του άρθρου 5 του ν. 
3414/2005. 

7. Η εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έκδοση της ανωτέρω 
καταδικαστικής αποφάσεως δεν επηρεάζεται, εφόσον η σύναψή τους δεν 
συνδέεται με την τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς. 

8. Την αναφερόμενη σπς προηγούμενες παραγράφους καταδικαστική 
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ.1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, το 
οποίο σνηκαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, μπορεί να 
αναζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή και αυτεπαγγέλτως. 

9. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σε βάρος εηιχειρήσεως οριστική δικαστική 
απόφαση με ισχύ δεδικασμένου κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3310/2005, 
όπως σντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, το Τμήμα Ελέγχου 
Διαφάνειας του ΕΣΡ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του που 
προβλέπει το άρθρο 10 του ν. 3310/2005, δΰναται να ζητεί από αυτή, πέραν 
των ανα- 

φερομένων στην παρούσα απόφαση στοιχείων, όποιο άλλο έγγραφο ή 
δικαιολογητικό κρϊνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005. 
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10. Η υπ' αριθμ. 24014/25.11.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικραταας (ΦΕΚ 1637/Β725.11.2005) καταργεϊται. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2007 




2116 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. Λ17γ/08/45/Φ2.2.1/13,3.2007{Β’ 447 και 694 Διόρθωση 
Σφαλμάτων) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊστάμενης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων 
έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων» 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού διατάγματος Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α'98) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα. 

2. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» {ΦΕΚ Α' 23), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη 
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α' 162), 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 
Άρθρο 1 

Τα καθήκοντα της Προϊστάμενης Αρχής, όπως αυτά ορίζονται στη νομοθεσία των 
δημοσίων έργων ασκούνται ως ακολούθως; 

1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ασκεί 
αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της Προϊστάμενης Αρχής στις διαδικασίες των 
διαγωνισμών με παραχώρηση της εκμετάλλευσης δημοσίου έργου και στην εκτέλεση 
των έργων αυτών. 
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2. Ο ΥτΕουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι αρμόδιοι 
ΥφυτΓουργοί, έχουν αρμοδιότητα στα έργα των υπηρεσιών που υπάγονται στην 
αρμοδιότητά τους, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Ατιόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, για 
τα εξής θέματα: 

α) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων τυου υποβάλλονται στο τελευταίο στάδιο 
των διαγωνισμών και την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίοις, την ανάκληση 
της διακήρυξης και την ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων με 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής 
Οδηγίας στις συμβάσεις δημοσίων έργων. 

β) Την έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου και την έγκριση εκτέλεσης εργασιών 
με αυτετηστασία, ανεξαρτήτως ποσού. 

3. Οι Γενικοί Γραμματείς του Υ. ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
έργων έχουν τις αρμοδιότητες της Προϊστάμενης Αρχής, για έργα των υπηρεσιών που 
υπάγονται στην ευθύνη τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς 
δημοσίων έργων, ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού του έργου, ετηφυλασσομένης της 
περυττώσεως της παρ. 2 α'. 

β) Την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας, την ανάκληση της διακήρυξης 
και την ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας για τις συμβάσεις 
δημοσίων έργων. 

γ) Την έγκριση τροποποίησης μελέτης, παράτασης προθεσμιών και 

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών, 

δ) Την έγκριση αποζημιώσεων λόγω βλάβης των έργων κατά το άρθρο 45 του π.δ. 
609/85, τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής των έργων και άλλων ετητροπών που 
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και την έγκριση των πρωτοκόλλων και πρακτικών 
που υποβάλλουν οι ετητροτυές. 

ε) Την έγκριση της σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας, 
στ) Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών, 
ζ) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης όταν αφορά αα) Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες 
Εργασιών χωρίς Συμπληρωματική Σύμβαση, ββ) λειτουργικές δαπάνες των 
υπηρεσιών, γγ) δαπάνες που οφείλονται σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, δδ) 
δαπάνες επιτάξεων και απαλλοτριώσεων και εε) υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων. 
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4. Οι Γενικοί Διευθυντές έχουν τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στις 
ακόλουθες τιερυιτώσεις, και για έργα των υττηρεσιών που υπάγονται στην ευθύνη 
τους: 

α) Απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου, 
β) Σύσταση των ετητροπών διεξαγωγής των διαγωνισμών, 
γ) Εγκριση μελέτης στα πλαίσια της σύμβασης εκτέλεσης έργου, 
δ) Απόφαση περί ματαίωσης της διάλυσης εργολαβικής σύμβασης, 

5. Οι Διευθυντές των υπηρεσιών έχουν όλες τις λοιπές αρμοδιότητες της 

Προϊσταμένης αρχής, για τα έργα που εκτελούν οι υπηρεσ^ς των οποίων 
προϊστανται. 


Άρθρο 2 

Έναρξη εφαρμογής 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στις νέες, αλλά και σης ήδη 
εκκρεμείς, διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων. 
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